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内 容 简 介 
本 书 依据 市 政工 程 造价 员 的 岗位 标准 和 职业 能 力 需求 ,采用 最 新 标准 、 规 范 、 定 额 及 工程 计价 的 最 新 
通知 与 规定 进行 编写 。 本 书 首先 介绍 了 工程 造价 的 概念 、 建 筑 安装 工程 费用 的 组 成 、 工 程 定额 的 概念 及 分 
类 等 基本 知识 ,然后 分 别 按 定额 计价 模式 、 清 单 计价 模式 阐述 了 通用 工程 、 道 路 工程 、 排 水 管 网 工程 、 桥 
涵 工 程 等 市 政 专业 工程 的 工程 量 计算 规则 、 计 算 方 法 以 及 工程 造价 的 计算 , 并 辅 以 大 量 例 题 , 例题 由 简 到 
难 、 由 小 到 大 , 各 专业 工程 均 结合 工程 实例 设置 了 综合 案例 , 示例 了 工程 量 计算 及 工程 造价 计算 的 步骤 与 
过 程 ， 便 于 学 生理 解 和 掌握 相关 知识 ， 并 提高 实际 工程 计量 与 计价 的 动手 能 力 。 
本 书 可 作为 高 职高 专 院 校 市 政工 程 技术 、 工 程 造价 管理 等 专业 的 教材 ,也 可 供 从 事 市 政工 程 计量 与 计 
价 工作 的 相关 专业 人 员 学习 参 考 之 用 。 
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价 的 概念 与 含义 
- 程 费用 的 构成 及 各 项 дін 的 概念 。 
3. 工程 造价 与 建设 项 目 组 成 建设 程序 的 关系 。 
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工程 项 目 建 设 的 周期 一 般 比 较 长 ， 可 以 分 为 项 目 可 行 性 研究 与 决策 阶段 、 项 目 初 步 设 
计 阶 段 、 项 目 技术 设计 阶段 、 项 目 施 工 图 设计 阶段 、 项 目 招 投标 阶段 、 项 目 实施 阶段 、 项 
目 竣 工 验 收 阶段 、 项 目 试车 ( 试 运行 ) 阶 段 、 项 目 运行 阶段 。 在 每 个 阶段 进行 工程 的 投资 管 
理 活动 ， 会 产生 相应 的 费用 ， 这 些 费 用 是 如 何 构成 的 呢 ? 每 个 阶段 预计 和 实际 发 生 的 费用 
相同 吗 ? 


11 теё 造价 的 概念 与 会 义  - 


工程 造价 的 概念 
rian x th ат 2... 


规模 、 建 设 标准 、 功 能 要 求 、 使 
费用 。 > 





WS 


工 ги Ж = 


T ег В 2. 
tE- -个 投资 项 目 ， 为 了 获得 
预期 的 效益 ， BIBLE Wi. 决策 、 设 计 招标 、 施 工 招标 、 监 理 招标 、 工 程 施工 监督 管 
理 ， 直 至 竣工 验收 等 一 系列 的 投资 管理 活动 ， 在 投资 管理 活动 中 所 支付 的 全 部 费用 就 形成 
了 国定 资产 和 无 形 资产 。 

工程 造价 的 第 一 种 含义 即 建设 项 目 总 投资 中 的 固定 资产 投资 。 


х 知识 链接 


建设 项 目 总 投资 包括 固定 资产 投资 和 流动 资产 投资 两 部 分 ， 具 体 构成 见 表 1-1. 
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表 1-1 建设 项 目 总 投资 的 构成 
































| 设备 原价 
设备 及 工具 、 器 具 购 置 费用 РЕН 设备 运 杂费 
工具 、 器 具 及 生产 家 具 购置 费 
直接 费 
в 建筑 安装 工程 费用 间接 费 
Е сво а) 利润 
д | МЕЙ Әй pa 
H 上 地 使 用 费 
总 工程 建设 其 他 费用 与 项 目 建设 有 张 的 其 他 费用 
投 与 未 来 企业 生 忘 经 营 有 关 的 其 他 费用 
次 - = 
预备 费 За 
建设 期 利息 
固定 资产 投资 方向 调节 和 
流动 资产 投 次 本 








设备 原价 是 指 国产 标准 设备 、 国 闫 旺 准 设备 或 进口 设备 的 原价 、 国 产 标准 设备 、 
产 非 标准 设备 其 原价 一 般 是 指名 备 生产 厂家 的 交 货 价 ， 顺 密 广 价 ; 进口 设备 原价 是 指 进口 
ИНК, ЯЗ ызы 完美 税 后 的 价格 ， 
С 


Е Е ЖЮБОЛИТИ 
组 成 。 ы А 
rR. эы клал дану елп ansins, 主要 保证 初期 正 
常生 产 必须 购置 的 没有 达到 固定 资产 标准 的 设备 、 仪 器 、 工 卡 模具 、 器 具 、 生 产 家 具 各 备 
品 备件 的 费用 。 


Ap 和 特别 提示 


工具 、 器 具 及 生产 家 具 一 般 价值 不 高 ， 未 达到 固定 资产 标准 ; 设备 一 般 价值 较 高 ， 已 
达到 固定 资产 标准 。 

土地 使 用 费 包括 土地 征用 及 迁移 补偿 费 、 土 地 使 用 权 出 让 金 。 

建设 项 目 不 同 ,与 项 目 建设 有 关 的 其 他 费用 也 不 尽 相 同 ， 一般 包 括 : 建设 单位 管理 费 、 
勘察 设计 费 、 研 究 试验 费 、 建 设 单位 临时 设施 费 、 工 程 监理 费 、 工 程 保险 费 、 引 进 技术 和 
进口 设备 其 他 费用 、 工 程 承 包 费 。 

与 未 来 企业 生产 经 营 有 关 的 其 他 费用 主要 包括 : 联合 试 运转 费 、 生 产 准 备 费 、 办 公 和 
生活 家 具 购 置 费 。 

基本 预备 费 是 指 在 初步 设计 及 概算 内 难以 预料 的 工程 费用 。 

涨 价 预备 费 是 建设 项 目 在 建设 期 间 由 于 价格 等 变化 引起 工程 造价 变化 的 预测 预 留 费用 。 
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建设 期 贷款 利息 包括 向 国内 银行 和 其 他 非 银行 金融 机 构 贷 款 、 出 口 信贷 、 外 国 
政府 贷款 、 国 际 商业 银行 以 及 在 境内 发 行 的 债券 等 在 建设 期 内 应 偿还 的 借款 利息 。 

国定 资产 投资 方向 调节 税 是 为 了 贯彻 国家 产业 政策 ， 控 制 投资 规模 ， 引 导 投 资 
方向 ， 调 整 投资 结构 ， 加 强 重点 建设 ， 促 进 国民 经 济 持续 、 稳 定 、 协 调 发 展 ， 对 在 
我 国境 内 进行 固定 资产 投资 的 单位 和 个 人 征收 的 一 项 税 费 ， 简 称 投资 方向 调节 税 。 
自 2000 年 1 月 1 日 起 新 发 生 的 投资 额 ， 暂 停 征收 固定 资产 投资 方向 调节 税 。 


2. 第 二 种 含义 
工程 造价 是 指 为 建设 一 项 工程 ， 预 计 或 实际 在 土地 市 场 、 设 备 市 场 、 技 术 劳务 
市 场 、 承 包 市 场 等 交易 活动 中 所 形成 的 建筑 安装 工程 总 价格 。 
这 一 含义 以 建设 工程 项 目 这 种 特定 的 商品 作为 交易 对 象 ， 通 过 招 投标 或 其 他 交 
易 方 式 ， 在 进行 多 次 预 估 的 基础 上 ， 最 终 由 市 场 形成 价 O 

工程 造价 的 第 二 种 含义 即 建设 项 目 总 投资 中 的 CHEI 


K 



































1 


ЖА 
шерт М (72 Хх НЕЕ, ЕТО H HL) 的 




















нл оно я: я 建筑 安装 "ВНИИ, ВЕН 
D| 划分 «ыш либ. ус ж. у” 


ш ПЕ] лианы 


ШИ 建筑 安装 工程 费用 项 目 按 费 用 构成 要 素 划分 为 人 工 费 、 材 料 费 、 施 工 机 具 使 
i 炎 、 企 业 管 理 费 、 利 润 、 规 费 和 税金 ， 如 图 1.1 所 示 。 
OF 1. AIR 








































































































TAKA] 人 工 费 是 指 按 工 资 总 额 构成 规定 ， 支 付 给 从 事 建筑 安装 工程 施工 的 生产 工人 大 
附属 生产 单位 工人 的 各 项 费用 。 
人 工 费 包括 : 
(1) 计时 工资 或 计件 工资 : 是 指 按 计 时 工资 标准 和 工作 时 间或 对 已 做 工作 按 计件 
单价 支付 给 个 人 的 劳动 报酬 。 
(2) 奖金 : 是 指 对 超额 劳动 和 增收 节 支 支付 给 个 人 的 劳动 报酬 ， 如 节约 奖 、 劳 动 
(3) 津贴 补贴 : 是 指 为 了 补偿 职工 特殊 或 额外 的 劳动 消耗 和 因 其 他 特殊 原因 支付 





给 个 人 的 津贴 ， 以 及 为 了 保证 职工 工资 水 平 不 受 物价 影响 支付 给 个 人 的 物价 补贴 ， 
如 流动 施工 津贴 、 特 殊 地 区 施工 津贴 、 高 温 ( 寒 ) 作 业 临 时 津贴 、 高 空 津贴 等 。 
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一 施工 机 具 使 用 费 一 





2. 资 
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N 5. 特 殊 情况 下 支付 的 工资 


(С 1. 材 料 原价 
2. 运 杂费 
З 
4. 采 购 及 保管 费 


厂 1. 施 工 机 械 使 用 费 





一 1 管理 人 员工 次 
2. .办 公费 
3. 差 旅 交通 费 
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(С 1 计时 工资 或 计件 工资 
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三 1 分 部 分 项 下 程 费 


@ 折 旧 费 
OK 
@® 理 费 

@ 安 拆 费 及 场 外 运费 











2. 措 施 项 目 费 
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3. 其 他 项 目 费 














2. 住 房 公积金 
~ 3. 工 程 排污 费 


с 1384638 
2. 城 市 维护 建设 税 
3. 教 育 费 附加 

4. 地 方 教育 附加 








[1. 社 会 保险 费 一 一 


` 
@D 养 老 保险 费 
加 失业 保险 费 
@ 医 疗 保险 费 
@ 生 育 保险 费 
© Т.Д 
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(5) 特殊 情况 下 支付 
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11 建筑 安装 工程 费用 项 目 组 成 ( 按 构成 要 素 划 分 ) 





加 点 工资 : 





作 的 加 点 工资 。 








事假 、 探 亲 假 、 定 期 休假 、 














按 计时 





- 资 标 准 或 计时 工资 标准 的 一 定 比 例 支付 的 工资 。 


2. 材料 费 


材料 费 是 指 施工 过 程 中 耗费 的 原材料 、 辅 助 材料 、 构 配件 、 零 件 、 





是 指 按 规定 支付 的 在 法 定 节假日 工作 的 加 班 - 


的 工资 : 是 指 根据 国家 法 律 、 法 规 和 政策 规定 ， 因 
停工 学 习 、 执 行 


工资 和 在 法 定 日 工作 





ж. Гб. 7 
家 或 社会 义务 等 





国 











半成品 或 成 品 、 工 
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程 设 











备 的 费 











ЖҰҚ озат 


定 , 将 工程 设 


依据 国家 发 展 和 改革 委员 会 


、 财 政 部 等 9 部 委 发 布 的 《标准 施工 招标 文件 》 的 有 关 规 


金属 结构 设备 、 仪 器 装置 及 其 他 类 似 的 设备 和 装置 。 


部 费 


各 项 


价 应 


常 功 


包括 


HH 


运费 


材料 费 包括 : 


(1) 材料 原价 ， 是 指 材料 、 工 程 设备 的 出 厂价 格 或 商家 供应 价格 。 


(2) аж. 是 指 材料 、 工 程 设备 自 来 源 地 运 至 ] 
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Но 




















费 
3. 施工 机 具 使 用 费 
施工 机 具 使 用 
1) 施工 机 械 使 用 费 
施工 
由 下 




















列 7 项 费用 组 成 。 


(1) 折旧 费 ， a 被 用 年 限 内 ， 
(2) 大 修理 费 ， ee 


— 


能 所 需 的 费用 。 
(3) # 
为 保障 
常 保养 所 需 


费 是 指 施工 i 


经 常 修理 费 : 、 指 施工 机 械 除 大 修理 以 
正常 迄 转 所 需 蔡 换 设 备 与 
滑 与 擦拭 的 材料 费用 ， 
(4) 安 拆 费 及 场 外 运费 : 安 拆 费 指 施工 机 械 (大 型 机 械 
的 人 工 、 材 料 、 机 械 和 试 运转 费用 ， 








ПАО ТАЙ 











(5) ATÆ: 指 机 上 司机 ( 司 


(7) ВИЖ: 指 施工 机 械 按照 






































2) 仪器 仪表 使 用 费 





ии 


各 级 保养 和 临时 故障 拓 
具 的 推销 


-施工 





(3) 运输 损耗 费 :是 指 材料 在 运输 装 印 过 程 中 不 可 避免 的 损 2% 
(4) 采购 及 保管 费 : 是 指 为 组 织 采 购 、 供 应 和 保管 
， 包 括 采购 费 、 仓 储 费 、 工 地 保管 费 、 eh їй: 














原 值 的 费 








受 备 费 列 入 材料 费 ; 工程 设备 是 指 构 成 或 计划 构成 永久 工程 一 部 分 的 机 电 设备 、 


[地 仓库 或 指定 堆放 地 点 所 发 生 的 全 





а 设备 的 过 程 中 所 需要 的 


、 仪 器 仪表 使 用 费 或 其 租赁 费 。 


-机 械 使 用 费 以 施工 TRER 人 机 械 台 班 单价 表示 ， 施 工 机 械 台 班 单 














大 修理 ， 





0 维护 费用 ， 
以 及 机 械 停滞 期 间 的 维护 和 保养 费用 等 。 
除外 ) 在 现场 进行 安装 与 拆卸 所 需 
以 及 机 械 辅助 设施 的 折旧 、 搭 设 、 拆 除 等 费 
指 施工 机 械 整 体 或 分 体 自 停放 地 点 运 至 施工 现场 或 由 - 
装卸 、 辅 助 材料 及 架 线 等 费 
灼 和 其 他 操作 人 员 的 人 工 费 。 
(6) 燃料 动力 费 : 指 施工 机 械 在 运转 作业 中 所 消耗 的 各 种 燃料 及 水 、 电 等 费用 。 
国家 规定 应 缴纳 的 车 船 使 用 税 、 保 险 费 及 年 检 费 等 。 





ЖТ: НУ o 


机 械 运转 











; 场 外 





地 点 运 至 另 一 施工 地 点 的 

















仪器 仪表 使 用 费 是 指 工程 施工 所 需 使 用 的 仪器 仪表 的 摊 销 及 维修 费用 。 


4. 企业 管理 费 
企业 管理 费 是 指 建筑 
企业 管理 费 包 括 : 

а) 管理 人 员工 资 : 








安装 企 


是 指 按 规定 支付 给 管理 








加 点 工资 及 特殊 情况 下 支付 的 工资 等 。 
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人 员 的 计时 工资 、 


业 组 织 施 工 生 产 和 经 营 管理 所 需 的 费用 。 


奖金 、 


津贴 补贴 、 加 班 
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(0) 办 公费 : 是 指 企业 管理 办 公用 的 文具 、 纸 张 、 账 表 、 印 刷 、 邮 电 、 书 报 、 办 公 软 
件 、 现 场 监控 、 会 议 、 水 电 和 集体 取暖 降温 (包括 现场 临时 宿舍 取暖 降温 ) 等 费用 ， 

O 差 旅 交 通 费 。 是 指 职工 因 公 出 差 、 调 动工 作 的 差旅费 、 住 勤 补助 费 ， 市 内 交通 费 
和 误 餐 补助 费 ， 职 工 探亲 路 费 ， 劳 动力 招 募 费 ， 职 工 退 休 、 退 职 一 次 性 路 费 ， 工 伤 人 员 就 
医 路 费 ， 工 地 转移 费 以 及 管理 部 门 使 用 的 交通 工具 的 油料 、 燃 料 等 费用 。 
(4) 固定 资产 使 用 费 ， 是 指 管理 和 试验 部 门 及 附属 生产 单位 使 用 的 属于 固定 资产 的 房 
展 、 设 备 、 仪 器 等 的 折旧 、 大 修 、 维 修 或 租赁 费 。 
O 工具 用 具 使 用 费 ， 是 指 企业 施工 生产 和 管理 使 用 的 不 属于 固定 资产 的 工具 、 器 具 、 
家 具 、 交 通 工具 和 检验 、 试 验 、 测 绘 、 消 防 用 具 等 的 购置 、 维 修 和 捧 销 费 。 

(6) 劳动 保险 和 职工 福利 费 ， 是 指 由 企业 支付 的 职工 退职 金 、 按 规定 支付 给 离休 干部 
的 经 费 ， 集 体 福利 费 、 夏 季 防 时 降温 、 冬 季 取 暖 补贴 、 上 下 班 交 通 补贴 等 。 

(07) 劳动 保护 费 ， 是 企业 按 规定 发 放 的 劳动 保护 用 品 5% їй, 3 
降温 饮料 以 及 在 有 碍 身体 健康 的 环境 中 施工 的 保健 费用 
(8) 检验 试验 费 ， 是 指 施 工 企业 按照 有 关 标准 夫 > ОИ 构件 和 建筑 安 
装 物 进行 一 еж 检查 所 发 生 的 费用 ， 包 括 E ии 
不 包括 新 结构 、 新 材料 的 试验 费 ， ер зб 验 及 其 他 特殊 要 求 检验 试验 的 发 用 和 
НО 检测 发 生 的 费用 ， 由 建设 单位 在 工程 建设 
其 他 费用 中 列 支 。 但 对 施工 企业 te asti кеші 
用 由 施工 企业 支付 。 RN ху, 

(9) 工会 经 费 ; анс". онаа 
计 提 的 工会 经 费 。 
ай же 是 指 按 职工 工资 总 oa ep 
和 职业 技能 培训 ЗАР ЖАЗАМ ТЕ 小 工 职业 技能 鉴定 、 职 业 资格 认定 以 及 根据 需 
要 对 职工 进行 和 化 教育 所 发 生 的 费用 。 / 

(п) 财产 保险 费 ， 是 指 施工 管理 用 财产 、 车 辆 等 的 保险 费用 。 

(12) 财务 费 ， 是 指 企业 为 施工 生产 筹集 资金 或 提供 预付 款 担保 、 履 约 担保 、 职 工 工 次 
支付 担保 等 所 发 生 的 各 种 费用 。 

(13) 税金 ， 是 指 企业 按 规定 缴纳 的 房产 税 、 车 船 使 用 税 、 土 地 使 用 税 、 印 花 税 等 。 

(14) 其 他 : 包括 技术 转让 费 、 技 术 开发 费 、 投 标 费 、 业 务 招待 费 、 绿 化 费 、 广 告 费 、 
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公证 费 、 法 律 顾问 费 、 审 计 费 、 咨 询 费 、 保 险 费 等 。 

5. 利润 

利润 是 指 施工 企业 完成 所 承包 工程 获得 的 到 利 。 

6. 规 费 

规 费 是 指 按 国家 法 律 、 法 规 规定 ， 由 省 级 政府 和 省 级 有 关 权 力 部 门 规定 必须 缴纳 或 计 
取 的 费 

规 费 包括 : 


1) 社会 保险 费 
(1) 养老 保险 费 ， 是 指 企业 按照 规定 标准 为 职工 缴纳 的 基本 养老 保险 费 。 
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A 
国民 I 程 t 量 与 计价 第 = 版 ) 





【参考 图 文 】 


业 按 照 规 定 标准 为 职工 缴纳 的 失业 保险 费 。 

业 按 照 规定 标准 为 职工 缴纳 的 基本 医疗 保险 费 。 
业 按 照 规定 标准 为 职工 缴纳 的 生育 保险 费 。 
> 业 按照 规定 标准 为 职工 缴纳 的 工伤 保险 费 。 


(2) 失业 保险 费 : 是 指 企 
(3) 医疗 保险 费 : 是 指 企 
(4) 生育 保险 费 : НЕ 
(5) 工伤 保险 费 : 是 指 企 

2) 住房 公积金 

企业 按 规定 标准 为 职工 缴纳 的 住房 公积金 。 

3) 工程 排污 费 

按 规 定 缴纳 的 施工 现场 工程 排污 费 。 

其 他 应 列 而 未 列 入 的 规 费 ， 按 实际 发 生计 取 。 

7. 税金 

4... 城市 维护 建设 
税 、 教 育 费 附加 以 及 地 方 教育 附加 。 < 

Ж 


АЖ 特别 提示 


1. 要 注意 企业 管理 费 中 的 税金 : SRS < 七 大 构成 要 素 之 一 的 税金 的 





























区 别 。 
2. 浙江 省 增设 税金 项 目 : е» 


G дш | К а 

财政 部 、 пеат 2016 年 3 月 Ж, ЖИМИ 号 文 一 《财政 
部 、 国 家 税务 总 局 莱 于 全 面 推 开 营 业 税 惧 征 增值 税 的 通知 》， 自 2016 年 5 月 1 日 起 ， 
在 全 国 范围 肉 金 面 推 开 营 业 税 改 征 墙 值 税 ( 以 下 称 营 改 增 ) 斌 点， 建筑 业 、 房 地 产业 、 
金融 зш 务 业 等 全 部 营业 税 纳税 人 ， 纳 入 试点 范围 ， 由 缴纳 营业 税 改 为 缴纳 
增值 税 。/ 

增值 税 的 计 税 方法 ， 包 括 一 般 计 税 方法 和 简易 计 税 方法 。 一 般 纳税 人 以 清 包 工 
方式 提供 的 建筑 服务 ， 可 以 选择 适用 简易 计 税 方法 计 税 ; 一 般 纳 税 人 为 甲 供 工程 提供 
的 建筑 服务 ， 可 以 选择 适用 的 简易 计 税 方法 计 税 ; 一 般 纳税 人 为 建筑 工程 老 项 目 提供 
的 建筑 服务 ， 可 以 选择 适用 的 简易 计 税 方法 计 税 。 建 筑 工 程 老 项 目 ， 是 指 : Ф GE 
筑 工程 施工 许可 证 》 注 明 的 合同 开工 日 期 在 2016 年 4 月 30 日 前 的 建筑 工程 项 目 ; 
@ 未 取得 《建筑 工程 施工 许可 证 》 的 ， 建 筑 工程 承包 合同 注 明 的 开工 日 期 在 2016 年 
4 月 30 日 前 的 建筑 工程 项 目 。 

浙江 省 住房 和 城乡 建设 厅 发 布 了 建 建 发 [2016]144 号 文件 ， 自 2016 年 4 月 18 8 
执行 ， 采 用 一 般 计 税 方法 的 建设 工程 ， 按 照 “ 价 税 分 离 ” 的 原则 ， 实 施 营 改 增 后 建 


б 设 工程 计价 规则 进行 了 调整 ; 采用 简易 计 税 方法 要 求 的 工程 项 目 ， 可 按 原 合同 约定 


或 营 改 增 前 的 计价 依据 执行 ， 并 执行 财税 部 门 的 有 关 规 定 。 

采用 一 般 计 税 方法 的 建设 工程 ， 计 价 规则 调整 如 下 。 

工程 造价 由 税 前 工程 造价 、 增 值 税 销 项 税额 、 地 方 水 利 建设 基金 构成 。 其 中 ， 
税 前 工程 造价 是 由 人 工 费 、 材 料 费 、 施 工 机 械 使 用 费 、 管 理 费 、 利 润 和 规 费 等 各 费 


яғ Бизе р са 





用 项 目 组 成 ， 各 费用 项 目 均 不 包含 增值 税 进项 税额 。 

营 改 增 后 有 关 要 素 价 格 的 调整 。 

(1) 材料 价格 : 包括 材料 供应 价 、 运 杂费 、 采 购 保管 费 等 ， 其 中 材料 供应 价 、 运 
杂费 、 采 购 保 管 费 均 按 增值 税 下 不 含 进项 税额 的 价格 或 费用 确定 。 

(2) 施工 机 械 台 班 单价 : 包括 台 班 折旧 费 、 大 修理 费 、 经 常 修理 费 、 安 拆 费 及 场 
外 运费 、 机 上 人 工 费 、 燃 料 动力 费 和 其 他 费用 等 ， 其 中 台 班 折 旧 费 、 大 修理 费 、 经 
常 修理 费 及 燃料 动力 费 等 均 按 增值 税 下 不 含 进 项 税额 的 价格 或 费用 确定 

(3) 企业 管理 费 及 施工 组 织 措施 费 : 均 按 增值 税 下 不 含 进项 税额 的 价格 或 费用 确 
定 ， 企 业 管理 费 的 组 成 内 容 增 加 城市 维护 建设 税 、 教 育 费 附 加 以 及 地 方 教育 附加 。 

(4) 税金 : 税金 由 增值 税 销 项 税额 和 地 方 水 利 建设 基金 构成 。 


кг» 
按 工程 造价 形成 顺序 划分 «ах 


建筑 安装 十 程 费用 按 工 程 造价 形成 顺序 划分 为 分 二 тж, Hunia ШӘ 
其 他 项 目 费 、 规 费 和 税金 ， 分 部 分 项 工程 费 、 费 、 其 他 项 目 费 包 含 人 工 费 、 
材料 费 、 施 工 机 具 使 ТУТИ Е 

1， 分 部 分 项 工程 费 Ñ s 

分 部 分 项 工程 费 是 指 ta 

(1) 专业 工程 : 是 指 按 现行 国家 计量 规范 划分 的 房 与 装饰 工程 、 仿 古 建筑 
工程 、 通 用 安装 工 Тө каше. 构筑 物 工程 、 城 市 轨 
道 交通 工程 、 apa an 

(2) 分 部 分 项 工程 : 指 按 现行 国家 计量 规范 对 各 专业 工程 划分 的 项 目 。 如 房屋 建 
筑 与 装饰 工 和 土石 方 工程、 АБ ВЕН. ВИ, MAZIE 
е 

各 类 专业 工程 的 分 部 分 项 工程 划分 见 现行 国家 或 行业 计量 规范 。 

2. 措施 项 目 费 

措施 项 目 费 是 指 为 完成 建设 工程 施工 ， 发 生 于 该 工程 施工 前 和 施工 过 程 中 的 技 
术 、 生 活 、 安 全 、 环 境 保护 等 方面 的 费用 。 

沸 施 项 目 费 包括 ; 

(D 安全 文明 施工 费 ， 包 括 

@ 环境 保护 费 ， 是 指 施工 现场 为 达到 环保 部 门 要 求 所 需要 的 各 项 费 

© 文明 施工 费 ， 是 指 施工 现场 文明 施工 所 需要 的 各 项 费用 。 

@ 安全 施工 费 : 是 指 施工 现场 安全 施工 所 需要 的 各 项 费用 。 

@ 临时 设施 费 : 是 指 施工 企业 为 进行 建设 工程 施工 所 必须 措 设 的 生活 和 生产 
的 临时 建筑 物 、 构 筑 物 和 其 他 临时 设施 费用 。 包 括 临时 设施 的 搭设 、 维 修 、 拆 除 、 
清理 费 或 摊 销 费 等 。 
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1 .房屋 建筑 与 装饰 工程 
一 分 部 分 项 开 程 费 — OEA LE 

















Фу тя 
2 . 仿 二 建筑 工程 лт 
3 .通用 安装 工程 
4. 市 政工 程 
5. 园 林 绿化 工程 
6w UTH 
THIS TAE ' 
8 .城市 轨道 交通 工程 2 材料 费 
9. 爆 破 工程 
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> ` и б а 
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“- чы т @ 医 疗 保险 费 
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) 程 排污 费 Өтө 
Ел 
с I 2. 城 市 维护 建设 税 
— 税金 一 | 3 教育 费 附加 
\ 4 地方 教育 附加 





图 1.2 建筑 安装 工程 费用 组 成 ( 按 造价 形成 划分 

从 知识 链接 

根据 浙江 省 住房 和 城乡 建设 厅 、 浙 江 省 发 展 和 改革 委员 会 .浙江 省 财政 厅 于 2015 
年 12 月 21 日 发 布 的 建 建 发 [2015]517 号 文件 规定 , 调整 了 安全 文明 施工 费 费用 组 成 
及 费 率 标准 ， 自 2016 年 2 月 І 日 起 执行 

在 《浙江 省 建设 工程 施工 费用 定额 》(2010 版 ) 中 安全 文明 施工 费 (以 下 简称 “ 基 
本 费 ”) 的 基础 上 增加 施工 扬尘 污染 防治 增加 费 、 创 安全 文明 施工 标准 化 工地 增加 费 
(以 下 简称 “ 创 标 化 工地 增加 费 ”)， 基 本 费 、 施 工 扬尘 污染 防治 增加 费 和 创 标 化 工地 
增加 费 三 项 费用 合并 为 安全 文明 施工 费 。 





【参考 图 文 】 


яғ азады ста 











(2) 夜间 施工 增加 费 : 是 指 因 夜 间 施 工 所 发 生 的 夜班 补助 费 、 夜 间 施 工 降 效 、 夜 
间 施 工 照 明 设备 摊 销 及 照明 用 电 等 费用 。 

(3) 二 次 搬运 费 : 是 指 因 施工 场地 条 件 限制 而 发 生 的 材料 、 构 配件 、 半 成 品 等 一 
次 运输 不 能 到 达 堆放 地 点 ， 必 须 进行 二 次 或 多 次 搬运 所 发 生 的 费用 。 

(4) 冬 雨 季 施工 增加 费 : 是 指 在 冬季 或 雨季 施工 需 增加 的 临时 设施 、 防 滑 、 排 除 
雨 雪 ， 人 工 及 施工 机 械 效率 降低 等 费用 。 

(5) 已 完工 程 及 设备 保护 费 : 是 指 竣工 验收 前 ， 对 已 完工 程 及 设备 采取 的 必要 保 
护 措施 所 发 生 的 费用 。 

(6) 工程 定位 复 测 费 : 是 指 工程 施工 过 程 中 进行 全 部 施工 测量 放 线 和 复 测 工作 的 
费用 。 

(7) 特殊 地 区 施工 增加 费 : 是 指 工程 在 沙 演 或 其 边缘 地 区 、 158. 高 寒 、 原 始 
森林 等 特殊 地 区 施工 增加 的 费用 。 КА 

Х 






































































































































全 知识 链接 y% Еге 
и ОЕ С у 
号 文件 , 规定 在 施工 组 织 措施 费 项 目 中 增加 复 测 费 项 目 和 特殊 地 区 增加 费 [ш] i: 


LERE, 施工 组 织 措施 费 中 不 试验 费 ; k G 业 管 理 费 的 费 
率 ， 了 2 22 
(8) eee a лан ДЕ Я Ыза 8 ШЕ 


у У В as уу УЕ В, MRE (ИЕ Н за а ЖЕ , 
以 及 机 械 在 施工 现场 进行 安装 、 FEB: 、 材 料 费 、 机 械 费 、 试 运转 费 和 


项 目 ; 将 施工 组 织 И 费用 项 目 组 成 ”的 内 容 和 要 求 并 入 企 【 参 考 图 文 】 


отир арт 费用 。 

ГТП ГЕ” 
置 费 的 捧 销 (或 租赁 ) 费 用 。 

其 他 措施 项 目 及 其 包含 的 内 容 详 见 各 类 专业 工程 的 现行 国家 或 行业 计量 规范 。 
从 知识 链接 

民 据 浙江 省 建设 工程 造价 管理 总 站 编制 、 о AEA 
工程 工程 量 清单 计价 指引 》( 市 政工 程 )， 除 上 述 措施 项 目 外 ， 还 包括 以 下 技术 措施 

H: 混凝土 模板 与 支架 费 ， 围 卉 、 便 道 、 便 桥 、 洞 内 临时 设施 ， 施 工 排水 、 э 


地 下 管线 交叉 处 理 ， 施 工 监测 、 监 控 等 ; 还 包括 以 下 组 织 措施 项 目 : 行车 、 行 人 干 
扰 增加 费 ， 地 上 、 地 下 设施 、 建 筑 物 的 临时 保护 设施 费 。 








з. 其 他 项 目 费 
(1) 暂 列 金额 ; 是 指 建设 单位 在 工程 量 清单 中 暂 定 并 包括 在 工程 合同 价款 中 的 一 
笔 款项 。 用 于 施工 合同 签订 时 尚未 确定 或 者 不 可 预见 的 所 需 材料 、 工 程 设备 、 服 务 























A 


A 
ШІ +®ттїш=иїї=нш 

















的 采购 ， 施 工 中 可 能 发 生 的 工程 变更 、 合 同 约定 调整 因素 出 现时 的 工程 价款 调整 以 及 发 生 
的 索赔 、 现 场 签证 确认 等 的 费用 。 

(2) 计 日 工 : 是 指 在 施工 过 程 中 ， 施 工 企业 完成 建设 单位 提出 的 施工 图 纸 以 外 的 零星 
项 目 或 工作 所 需 的 费用 。 
(3) 总 承包 服务 费 : 是 指 总 承包 人 为 配合 、 协 调 建设 单位 进行 的 专业 工程 发 包 ， 对 建 
设 单位 自行 采购 的 材料 、 工 程 设备 等 进行 保管 以 及 施工 现场 管理 、 竣 工资 料 汇总 整理 等 服 
务 所 需 的 费 






















































































4. Я 
与 1.2.1 节 按 费用 构成 要 素 组 成 划分 相同 。 
以 、 知 识 链接 ‚ Ж» 


浙江 省 建设 工程 造价 管理 总 站 于 2013 年 12 月 16 B PR 站 浙 建站 计 [2013]64 号 文件 ， 
根据 《建筑 安装 工程 费用 组 成 》( 建 标 [2013]44 号 ) 的 要 АР “意外 伤害 保险 费 ” 从 “ 规 费 ” 
调整 为 “企业 管理 费 ”， кона акы “企业 管理 费 ” 内 ， 在 建设 工程 
党 用 计算 程序 表 中 的 规 沉 之 后 单独 列 项 ， 于 20i4 1 月 1 日 起 施行 。 
\^ 
5. 税金 А ay 
与 121 ЯТ ЖО 
‚* AAVA 

¿WK r Ж 

在 两 种 划分 方式 下 жазалай 费用 项 目 名 称 不 同 ， 但 在 本 质 上 ， 建 筑 
安装 工程 党 用 的 移 碟 是 相同 的 ， ғ 


建设 项 目的 组 成 


工程 建设 项 目 按 建 设 管理 和 合理 确定 工程 造价 的 需要 ， 可 划分 为 建设 项 目 、 单 项 工程 、 
单位 工程 、 分 部 工程 、 分 项 工程 5 个 组 成 的 层次 。 

1. 建设 项 目 

建设 项 目 是 指 在 一 个 总 体 设计 范围 内 ， 经 济 上 实行 统一 核算 ， 行 政 上 实行 统一 管理 的 
建设 单位 ， 一 般 应 以 一 个 企业 (或 联合 企业 )、 事 业 单 位 或 大 型 综合 独立 工程 作为 一 个 建设 
项 目 。 
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例如 城市 的 一 个 污水 厂 、 一 座 立 交 桥 、 一 条 道路 等 ， 均 为 一 个 建设 项 目 。 

2. 单项 工程 

单项 工程 是 建设 项 目的 组 成 部 分 ， 是 指 具 有 独立 的 设计 文件 、 建 成 后 可 以 独立 发 挥 生 
成 能 力 和 使 用 效益 的 工程 。 

例如 一 个 污水 厂 的 细 格 栅 、 曝 气 池 、 初 沉 池 、 二 沉 池 、 消 化 池 等 均 是 一 个 单项 工程 。 

一 个 建设 项 目 可 能 是 一 个 单项 工程 ， 也 可 能 包括 若干 个 单项 工程 。 

3. 单位 工程 

单位 工程 是 单项 工程 的 组 成 部 分 ， 是 指 具 有 独立 的 设计 文件 、 可 以 独立 组 织 施工 ， 但 
建成 后 一 般 不 能 独立 发 挥 生成 能 力 和 使 用 效益 的 工程 。 

通常 根据 能 否 独立 施工 、 独 立 核算 的 要 求 ， 将 一 个 单项 工程 划分 为 若干 个 单位 工程 。 
例如 污水 厂 的 曝 气 池 是 一 个 单项 工程 ， 曝 气 ; „ш : 安装 工程 则 为 其 所 包 


含 的 单位 工程 。 , 

4. өшін <S 
分 部 工程 是 单位 工程 的 组 成 部 分 ， 是 指 在 一 个 үөн 按 工 程 部 位 及 使 用 的 材料 、 
工种 进一步 划分 的 工程 。 

例如 污水 厂 曝 气 池 的 钼 3 oo 上 (主体 ) 结 构 是 曝 气 池 土 建 工程 这 个 
单位 工程 所 包含 的 分 部 工程 。 

5. 分 项 工程 NS 

осина 是 指 在 - АВ, 按照 不 同 的 施工 方法 、 不 
同 材料 的 不 同 规格 等 өз. ы эн \ 的 一 个 层次 ， 是 施工 图 预算 
中 最 基本 的 计算 单位 。 

ЧЖУ BE b 的 底板 模板 、 қин 底板 混凝土 浇筑 等 是 曝 气 池 混 凝 土 ( 主 
体 ) 结 构 这 个 分 部 工程 所 包含 的 分 项 工程 东 7. 


A 
MAN өл 

一 个 建设 项 目 通常 由 一 个 或 若干 个 单项 工程 组 成 ; 一 个 单项 工程 通常 由 若干 个 单位 工 
程 组 成 ; 一 个 单位 工程 通常 由 若干 个 分 部 工程 组 成 ; 一 个 分 部 工程 通常 由 若干 个 分 项 工程 
组 成 。 








+ 













































































工程 造价 与 建设 项 目的 组 成 


相应 于 建设 项 目 组 成 的 层次 划分 ， 工 程 造价 的 组 成 也 可 分 为 5 个 层次 : 建设 项 目 总 造 
价 、 单 项 工程 造价 、 单 位 工程 造价 、 分 部 工程 造价 、 分 项 工程 造价 。 

工程 造价 的 计算 过 程 : 分 部 分 项 工程 单价 一 单位 工程 造价 一 单项 工程 造价 一 建设 项 目 
总 造价 。 


МЕМ. 特别 提示 


市 政工 程 计 量 与 计价 是 由 局 部 到 整体 的 一 个 计算 过 程 ， 即 分 项 工程 ~ 分 部 工程 ~ 单位 
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工程 ~ 单项 工程 ~ 建设 项 目的 分 解 、 组 合计 算 的 过 程 。 
合理 划分 建设 项 目的 组 成 ， 尤 其 是 分 部 分 项 工程 的 划分 是 进行 工程 计量 与 计价 的 一 项 
很 重要 的 工作 。 


[区 到 | 工程 建设 基本 程序 


工程 建设 基本 程序 一 般 划 分 为 以 下 几 个 阶段 : 项 目 建 议 书 和 可 行 性 研究 阶段 ， 初 步 设 
计 阶 段 ， 技 术 设计 阶段 ， 施 工 图 设计 阶段 ， 招 投标 阶段 ， 实 施 阶 段 ， 竣 工 验收 阶段 ， 项 目 
交付 使 用 阶段 。 


工程 造价 与 建设 程序 ХА. 
工程 建设 周期 长 、 规 模 大 ， 工 程 建设 程 manserit, 相应 地 需要 在 工程 建设 


的 不 同 阶段 多 次 进行 工 кейин. ,5- 
各 个 建设 阶段 与 对 应 的 工程 造价 见 表 1-2. < 


# 1-2 алазы 应 的 工程 造价 








































项 目 建议 书 、 
+ Ж Е л 
ТІ 12. КОМ bz; 


ы 设计 阶段 阶段 设计 阶段 КЕ 
阶段 


1 
mis 


投资 估算 SS x 

Tamara 由 建设 单位 或 受 其 委托 的 咨询 机 构 编 
制 ， 依 据 项 目 建议 、 投 资 估算 指标 及 类 似 工 程 的 有 关 资 料 ， 预 先 测算 和 确定 的 建设 项 目的 
投资 额 ， 又 称 估算 造价 。 

投资 估算 是 决策 、 筹 资 和 控制 造价 的 主要 依据 。 

2. 概算 造价 

概算 造价 是 指 在 初步 设计 或 扩大 初步 设计 阶段 ， 由 设计 单位 编制 ， 依 据 初 步 设 计 图 纸 
和 说 明 、 概 算 指 标 或 概算 定额 、 各 项 费用 取 费 标准 、 类 似 工程 预 ( 决 ) 算 文件 等 预先 测算 和 
限定 的 工程 造价 。 

概算 造价 又 称 设计 概算 ， 它 是 设计 文件 的 组 成 部 分 ， 根 据 编制 的 先后 顺序 和 范围 大 小 
可 以 分 为 : 单位 工程 概算 、 单 项 工程 概算 、 建 设 项 目 总 概算 。 

概算 造价 受 投资 估算 (估算 造价 ) 的 控制 ， 同 时 概算 造价 比 投资 估算 造价 的 准确 性 有 所 
提高 。 

3. 修正 概算 造价 

修正 概算 造价 是 指 在 采用 三 阶段 设计 的 技术 设计 阶段 ， 由 设计 单位 编制 ， 依 据 技 术 设 
计 的 要 求 ， 通 过 编制 修正 概算 文件 预先 测算 和 限定 的 工程 造价 。 






工程 造价 
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修正 概算 造价 又 称 修 正 设计 概算 ， 它 是 对 初步 设计 阶段 的 概算 造价 的 修正 和 调整 ， 比 
概算 造价 准确 ， 但 受 概算 造价 控制 。 

4. 预算 造价 

预算 造价 是 指 在 施工 图 设计 阶段 ， 由 建设 单位 或 设计 单位 、 受 其 委托 的 咨询 单位 编制 ， 
依据 施工 图 、 预 算 定额 或 估价 表 、 费 用 定额 ， 以 及 地 区 人 工 、 材 料 、 机 械 、 设 备 的 价格 等 
预先 测算 和 限定 的 工程 造价 。 












































预算 造价 又 称 施工 图 预算 ， 它 受 设计 概算 或 修正 设计 概算 的 控制 ， 但 比 设计 概算 或 修 
正 设计 概算 更 详尽 和 准确 。 

5. 合同 价 

合同 价 是 指 在 工程 招 投标 阶段 ， ‚о о е. 招标 文件 、 预 
算 定额 或 企业 定额 、 费 用 定额 ， 以 及 地 区 人 工 、 材 料 、 机 械 、 Шыны 
再 通过 评 标 、 定 标 ， 确 定 中 4 М 














际 造价 。 建 设 工程 合同 有 多 种 类 型 ， 也 有 所 不 同 

6. 施工 预算 

us z а 依据 施工 图 及 标准 图 集 、 
施工 定额 (或 借用 预算 定额 )、 施 工 组 织 设 和 工 方案 )、 施 工 及 验收 规范 等 编制 的 单位 工 
程 或 分 部 分 项 工程 施工 所 需 的 人 工 ТТТ 

А. ЁС, бм. © МЕЙТ. ІТ 
划 、 ы еи 4 

结算 价 

И НИИ Ez, к 依据 合同 调价 范围 、 调 价 方法 
等 相关 规定 ， 对 实 陆 发 本 的 工程 量 增 减 ,将 ие. 
О 托 的 咨询 单位 核对 ， 最 终 确定 的 工程 造价 。 

结算 价 是 该 结算 工程 的 实际 造价 。 


х 知识 链接 


工程 结算 是 指 施工 企业 依据 承包 合同 和 已 完工 程 量 ， 按 照 规 定 的 程序 向 建设 单位 收取 
工程 价款 的 一 项 经 济 活动 。 如 果 工 程 建设 周期 长 、 耗 用 资金 数量 大 ， 则 需要 对 工程 价款 进 
行 中 间 结 算 (进度 款 结算 )、 年 终结 算 和 竣工 结算 。 


8. 决算 价 

决算 价 是 指 在 竣 验 收 、 交 付 使 用 后 ， 由 建设 单位 编制 ， 建 设 项 目 从 筹建 到 竣工 验收 、 
交付 使 用 全 过 程 实际 支付 的 全 部 建设 费用 。 

决算 价 又 称 竣工 决算 ， 是 整个 建设 项 目的 最 终 价格 。 


合同 价 是 承 发 包 双 方 根据 市 场 行情 共同 议定 和 认 它 不 等 同 于 工程 的 实 
从 的 内 沁 
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建设 工程 造价 具有 以 下 几 个 特点 。 

1. ЖӘНЕ 

能 够 发 挥 投 资 效益 的 任何 一 项 工程 ， 不 仅 实物 形体 庞大 ， 而 且 工 程 造价 高 晶 。 一 般 工 
程 造价 也 需 上 百 万 、 上 千 万 元 ， 特 大 工程 造价 可 达 上 百 亿 、 r a 

2. 个 别 性 

任何 一 项 工程 都 有 特定 的 用 途 、 功 能 、 规 模 ， ра 实物 形态 都 具有 个 别 性 ， 
从 而 决定 了 工程 造价 的 个 别 性 。 同 时 ， 于 每 项 工 和 和 (Wm. 地 段 不 同 ， 使 得 工程 造价 





























的 个 别 性 更 为 突出 。 е 
3. 动态 性 SS 
工程 建设 周期 较 长 ， 在 此 期 间 会 出 现 许 履 影 攀 工程 造价 的 因素 ， 如 设计 变更 、 设 备 及 
алал 
4. 层次 性 А i 


р, ; 

КӨКТҮ СОГ 
价 、 分 部 工程 造价 、 单 位 工程 直 价 、 单 项 工程 造价 & 建 设 项 目 总 造价 。 

5. 兼容 性 _ ү | М 

TABE M MERER ЕНЕ ДА ЙИ ааа ааа 
ааа ЕХ, 


С 思考 题 与 习题 2 


1， 什 么 是 工程 造价 ? 

2. 按 费用 构成 要 素 组 成 划分 ， 建 筑 安装 工程 费用 由 哪 几 部 分 组 成 ? 

з. 按 工 程 造价 形成 顺序 划分 ， 建 筑 安装 工程 费用 由 哪 几 部 分 组 成 ? 

4， 人 工 费 包 括 哪 几 部 分 费用 ? 

5. 材料 费 包 括 了 施工 过 程 中 耗费 的 工程 设备 的 费用 ,这 里 的 工程 设备 的 概念 是 什么 ? 
6. 施工 机 具 使 用 费 中 包含 的 人 工 费 ， 包 括 哪些 人 工 的 费用 ? 

7， 新 结构 、 新 材料 的 试验 费 包 含 在 企业 管理 费 中 吗 ? 

8 什么 是 规 费 ? 它 包 括 哪些 内 容 ? 

9. 企业 管理 费 中 的 税金 与 建筑 安装 工程 费用 组 成 按 构成 要 素 划 分 的 七 大 部 分 之 一 的 税 
金 如 何 区 别 ? 


яғ Бизе р са 





10. 措施 项 目 费 包括 哪些 费用 ? 

П. 安全 文明 施工 费 包 括 哪些 费用 ? 

12. 其 他 项 目 费 包括 哪些 费用 ? 

13. 什么 是 暂 列 金额 ? 

14. 什么 是 计 日 工 ? 

15. 建设 项 目的 组 成 分 哪 几 个 层次 ? 

16. 建设 项 目的 建设 程序 分 哪 几 个 阶段 ， 各 个 阶段 相应 的 工程 造价 分 别称 为 什么 ? 

17. 增值 税 的 计 税 方法 有 哪 两 种 ? 哪些 建设 项 目 可 以 选择 适用 简易 计 税法 计 税 ? 

18. 采用 简易 计 税法 计 税 与 采用 一 般 计 税法 计 税 , 工程 造价 组 成 中 材料 单价 有 何不 同 ? 
施工 机 械 台 班 单价 有 何不 同 ? 企业 管理 费 的 组 成 有 何不 同 ? 税 金 有 何不 同 ? 





EDE 工程 量 计算 与 计价 的 
基本 知识 


1. 工程 量 的 概念 、 作 用 :所 程 量 的 计算 依据 % 计 第 顺序 ， 工程 计量 的 影响 因素 及 注意 
事项 。 

2. 工程 计价 的 概念 、 依 据 ; 工程 计价 韵 模 式 与 方法 ; 工程 费用 计算 程序 ， 施工 取 费 计 
算 规则 ， 工 程 类 别 的 划分 及 各 项 费 率 的 确定 3 
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某 市 区 要 建设 城市 高 架 路 ， 一 期 工程 长 2.5km。 根 据 施工 图 ， 按 正常 的 施工 组 织 设计 、 
正常 的 施工 工期 并 结合 市 场 价格 计算 出 预算 定额 分 部 分 项 工程 费 为 5 000 万 元 (其 中 人 工 费 
+ 机 械 费 为 1 200 万 元 )， 按 定额 计价 模式 的 工料 单价 法 计算 程序 计算 该 工程 造价 。 

思考 : (1) 各 项 施工 组 织 措施 费 如 何 计算 ? 企业 管理 费 、 利 润 、 规 费 、 税 金 如 何 计算 ? 
各 项 费用 计算 的 依据 是 什么 ? 

(2) 预算 定额 分 部 分 项 工程 费 为 5000 万 元 又 是 如 何 计算 得 到 的 ? 

(3) 清单 计价 模式 下 采用 什么 计价 方法 ? 

(4) 综合 单价 法 计算 程序 与 工料 单价 法 计算 程序 有 什么 不 同 ? > 


ЕАН. 以 
2.1 ке ai 


КЕ теткіне Ке хуи 


x 

工程 量 是 人 个 人 者 构 构 件 的 
数量 。 Шы 

PE СН AA H ВЕНЕ ЗУНА, МАТТА ОД пп Е. 
位 ; 砖 砌 检查 非 砌 贫 以 mi 为 计量 单位 。 自 弥生 量 单位 是 指 以 物体 本 身 的 自然 组 成 为 计量 单 
位 来 表示 工程 斋 旧 的 数量 。 如 井 字 架 以 座 为 计量 单位 。 

工程 量 计算 是 指 建筑 工程 以 工程 图 纸 、 施 工 组 织 设计 或 施工 方案 及 相关 的 技术 、 经 
济 文件 为 依据 ， 按 照相 关 工程 的 计算 规则 等 规定 ， 进 行 工程 数量 的 计算 活动 ， 简 称 工程 
计量 。 


工程 量 的 作用 


(1) 工程 量 是 确定 工程 造价 的 基础 。 准 确 计算 工程 量 ， 才 能 准确 计算 出 分 部 分 项 工程 
费 ， 进 而 按照 费用 计算 程序 计算 、 确 定 工程 造价 。 

(2) 工程 量 是 施工 单位 进行 生产 经 营 管理 的 重要 依据 。 各 项 工程 量 是 施工 单位 编制 施 
工 组 织 设计 、 合 理 安排 施工 进度 ， 组 织 现 场 劳动 力 、 材 料 、 机 械 等 资源 供应 计划 ， 进 行经 
济 核算 的 重要 依据 。 

(3) 工程 量 是 建设 单位 管理 工程 建设 的 重要 依据 。 工 程 量 也 是 建设 单位 编制 建设 计划 、 
筹集 资金 、 进 行 工程 价款 的 结算 与 拨付 等 的 重要 依据 。 
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(1) 现行 的 工程 量 计算 规范 、 定 额 、 政 策 规定 等 。 

(2) 施工 图 纸 及 设计 说 明 、 相 关 图 集 、 设 计 变 更 文件 资料 等 。 

(3) 施工 组 织 设计 或 施工 方案 、 专 项 方案 等 。 

(4) 其 他 有 关 的 技术 、 经 济 文 件 ， 如 工程 施工 合同 、 招 标 文件 等 。 


AE Temsa 


1. 按 施工 顺序 依次 计算 
结合 工程 图 纸 ， 按 照 工 程 施工 顺序 逐 项 计算 工程 量 。 w man. ma: 可 以 按照 

















总 体 施工 顺序 依次 计算 以 下 各 分 项 工程 的 工程 量 : RN 层 、 管 道 基础 、 管 道 
铺设 、 检 查 井 垫 层 、 检 查 井 底板 、 检 查 井 砌 筑 、 检 查 井 板 预制 安装 、 井 圈 预 
制 安装 、 管 道 闭 水 试验 、 沟 槽 回填 、 道 路 路 床 整形 碾 压 \ 道 路 基层 、 道 路 面 层 、 平 侧 石 安 
砌 、 人 行道 板 铺设 等 。 < 

2. 根据 图 纸 ， 按 一 定 的 顺序 依次 计算 S 

ет ирке янь 按 顺 时 针 方向 依次 计算 ， 
не i 
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PZ ” 
а, NL 
1. 工程 计量 的 影响 +: 
在 进行 工程 计量 以 前 ， 应 先 确定 以 下 
1) 计量 ұз 
在 不 同 的 段 ， 有 不 同 的 计量 对 旬 ， 对 应 有 不 同 的 计量 方法 ， 所 以 确定 计量 对 象 
是 工程 计量 的 前 提 。 





在 项 目 决策 阶段 编制 投资 估算 时 ， 工 程 计量 的 对 象 取得 较 大 ， 可 能 是 单项 工程 或 单位 
工程 ， 甚 至 是 整个 建设 项 目 ， 这 时 得 到 的 工程 造价 也 就 较 粗略 。 

在 初步 设计 阶段 编制 设计 概算 时 ， 工 程 计 量 的 对 象 可 以 取 单 位 工程 或 扩大 的 分 部 分 项 
工程 。 

在 施工 图 设计 阶段 编制 施工 图 预算 时 ， 以 分 项 工程 为 计量 的 基本 对 象 ， 这 时 取得 的 工 
程 造 价 也 就 较为 准确 。 

2) 计量 单位 

工程 计量 时 采用 的 计量 单位 不 同 ， 则 计算 结果 也 不 同 ， 所 以 工程 计量 前 应 明确 计量 
单位 。 

按 定额 计算 规则 计算 时 ， 工 程 量 计算 单位 必须 与 定额 的 计量 单位 相 一 致 ， 市 政工 程 预 
算 定额 中 大 多 数 采 用 扩大 定额 的 方法 计算 ， 即 采用 100m, 1000m 100m, 10t 等 计量 单 
位 。 如 “挖掘 机 挖 沟 模 土方 ”定额 的 计量 单位 为 “1 000m”， 而 “人 工控 沟 槽 土方 ”定额 
的 计量 单位 为 “100m”。 
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按 清单 计算 规则 计算 时 ， 工 程 量 计算 单位 必须 与 清单 工程 量 计算 规范 的 规定 相 一 致 ， 
清单 工程 量 计算 规范 中 通常 采用 基本 计量 单位 ， 即 采用 m, m 等 计量 单位 。 如 “ 挖 沟 
模 士 方 ”清单 项 目的 计量 单位 为 “mm”。 

3) 施工 方案 
在 工程 计量 时 ， 对 于 施工 图 样 相同 的 工程， 往往 会 因为 施工 方案 的 不 同 而 导致 实际 完 
成 工程 量 的 不 同 ， 所 以 工程 计量 前 应 确定 施工 方案 。 
如 同一 段 管道 沟 槽 开 挖 ， 采 用 放 坡 开 挖 的 施工 方案 和 采用 加 设 支撑 的 施工 方案 ， 所 计 
算 的 沟 梢 控 方 工程 量 完全 不 同 。 

4) 计价 方式 

在 工程 计量 时 ， 对 于 施工 图 样 相同 的 工程 ， 采 用 定额 的 计价 模式 和 清单 的 计价 模式 
可 能 工程 量 的 计算 规则 会 不 同 ， 相 应 地 会 有 不 同 的 计算 结果 / 所 太医 计量 前 也 必须 确定 计 
价 方式 。 SC 

етим» ИИ ат, те 
单 的 计算 规则 则 不 需要 扣除 附 必 构筑物、 管件 及 了 因 村 所 由 长 度 

2. 工程 计量 的 注意 事项 Ке! 

и дады ыы 
















































































一 致 性 。 у 
Т ЛАЛ у 
尺寸 > AK 
G) 注意 计算 中 的 整体 性 和 入 关 性 。 пена, 要 注意 处 理 道路 工程 、 拓 
ктун я, Дент. IK TERIER EAA TEENRID. 
И ЖЕНЕН. 
Fm. HS 特征 等 ， 以 便 核对 。 “| 
(5) 注意 计算 过 程 中 的 顺序 性 ， 为 了 训 锡 工程 量 计算 过 程 中 发 生 漏 算 、 重 复 等 现象， 
计算 时 可 按 一 定 的 顺序 进行 。 
(6) 注意 结合 工程 实际 ， 工 程 计量 前 应 了 解 工程 的 现场 情况 、 拟 用 的 施工 方案 、 施 工 
方法 等 ， 从 而 使 工程 量 更 切合 实际 。 
(Т) 注意 计算 结果 的 自 检 和 他 检 。 工 程 量 计算 后 ， 计 算 者 可 采用 指标 检查 、 对 比 检查 
等 方法 进行 自 检 ， 也 可 请 经 验 丰富 的 造价 工程 师 进 行 他 检 。 
А 特别 提示 
工程 数量 有 效 位 数 规定 如 下 。 
(1) 以 吨 为 单位 ， 应 保留 小 数 点 后 3 位 数字 ， 第 4 位 四 舍 五 入 。 
(2) 以 米 、 平 方 米 、 立 方 米 为 单位 ， 应 保留 小 数 点 后 2 位 数字 ， 第 3 位 四 舍 五 入 。 
(3) 以 个 、 项 、 块 等 为 单位 ， 应 取 整 数 。 
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工程 计价 的 概念 











工程 计价 是 指 在 定额 计价 模式 下 或 在 工程 量 清单 计价 模式 下 ， 按 照 规定 的 费 上 





序 ,根据 相应 的 定额 ,结合 人 工 、 材 料 、 机 械 市 场 价格 ,经 计算 预测 或 确定 工程 造价 











计价 模式 不 同 ， 工 程 造价 的 费用 计算 程序 、 采 用 的 计价 方 济 ; 现行 有 两 和 
式 ， 即 定额 计价 模式 和 清单 计价 模式 ， 对 应 有 两 种 计价 方 ES 两 种 费用 计算 程序 。 











计算 程 
的 活动 。 
计价 模 


建设 项 目 所 处 的 阶段 不 同 ， 工 程 计价 的 具体 内 容 \ 和 计价 方法 、 计 价 的 要 求 也 不 同 。 如 
在 项 目 招 投标 阶段 和 项 目 实施 阶段 ， тт 计价 涵盖 了 从 招 投标 到 工程 竣工 
К 


结算 的 全 过 程 ， 包 括 以 下 计价 内 容 ， 工 程 量 清 
合同 价款 约定 工程 计量 与 价款 支付 、 工 各 
эжи. оревот ыза). 


ватнае = С 


1. 《建设 工程 工程 ; 清单 计价 规范 》 (GB 500-2013) 
中 华人 民 共和 国 往 房 和 0 城乡 建设 部 、 申 华 共和 国 国家 质量 监督 检 





79 
м 
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款 调 整 、 合 同 价款 中 期 支付 、 工 程 竣 工 结 算 


检疫 总 局 联合 


于 2012 年 12 月 25 FR “38 1567 8” 公告 > 于 2013 年 7 月 1 日 起 正式 在 全 国 统一 贯彻 
实施 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2013)， 原 国家 标准 《建设 工程 工程 量 











清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2008) 同 时 废止 。 




















有 同等 效力 。 

















《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2013) 包 括 正文 、 附 录 两 大 部 分 ， 两 者 具 


正文 共 16 章 , 包括 总 则 、 术 语 、 一 般 规定 、 工 程 量 清单 编制 、 招 标 控制 价 、 投 标 报价 、 


合同 价款 约定 、 工 程 计量 、 合 同 价款 调整 、 合 同 价款 期 中 支付 、 竣 工 结算 及 支付 、 合 同 解 
除 的 价款 结算 与 支付 、 合 同 价款 争议 的 解决 、 工 程 造价 鉴定 、 工 程 计价 资料 与 档案 、 工 程 








计价 表格 。 

















附录 包括 附录 A 物价 变化 合同 价款 调整 方法 , 附录 B 工程 计价 文件 封面 , 附录 С 工程 


计价 文件 雇 页 ， 附 录 D 工程 计价 总 说 明 ， 附 录 Е 工程 计价 汇总 表 ， 附 录 下 分 部 分 项 工程 和 
措施 项 目 计 价 表 ， 附 录 G 其 他 项 目 计 价 表 ， 附 录 互 规 费 、 税 金 项 目 计价 表 ， 附 录 Те 





量 申请 (核准 ) 表 ， 附 录 K 合同 价款 支付 申请 (核准 ) 表 ， 附 录 工 主要 材料 设备 一 览 3 
2. 《市 政工 程 工程 量 计算 规范 》(GB 50857 一 2013) 




















《市 政工 程 工程 量 计算 规范 》(GB 50857 一 2013)， 于 2013 Е 7 Я 1 日 起 正式 在 全 国 统 











一 贯彻 实施 。 
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第 = БЕ ыр ла 














《市 政工 程 工程 量 计算 规范 》(GB 50857 一 2013) 包 括 包括 正文 、 附 录 两 大 部 分 ， 


两 者 具有 同等 效力 。 
正文 共 4 章 ， 包 括 总 则 、 术 语 、 工 程 计 量 、 工 程 量 清单 编制 等 内 容 。 附 录 中 包 

















含 项 目 编码 、 项 目 名 称 、 项 目 特征 、 计 量 单位 、 工 程 量 计算 规则 和 工程 内 容 ， 有 具体 
包括 : 附录 A 土石 方 工程 、 附 录 B 道路 工程 、 附 录 C 桥涵 工程 、 附 录 D 隧道 工程 、 









































附录 EE 管 网 工程 、 附 录 下 水 处 理工 程 、 附 录 G 生活 垃圾 处 理工 程 、 附 录 H 路 灯 工 程 、 
附录 J 钢筋 工程 、 附 录 K 拆除 工程 、 附 录 工 措施 项 目 。 
«Ў 特别 提示 


按 浙江 省 建 建 发 [2013]273 号 文件 通知 ， 浙 江 省 于 2014 年 1 月 1 日 起 在 全 省 范 
围 内 贯彻 实施 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB зн ря Іш 

算 ЖЕ 【参考 图 文 】 
量 计算 规范 》(GB 50857—2013). x) 


3. 《浙江 省 建筑 工程 计价 依据 》(2010 №) 


《浙江 省 建筑 工程 i 


和 改革 委员 会 、 
月 1 日 起 施行 。 


ТЫ). (#7 





《浙江 省 建筑 工程 计价 依据 》 соо р 《浙江 省 建设 了 





- 价 依据 》(2010 ERE n 浙江 省 发 展 
江 省 财政 厅 共 шік О) 224 号 文件 ， 自 2011 年 1 





[ 程 





计价 规则 》(2010 





к ). GTR азе ЛЕЙ) (2010 版 )、 
《浙江 省 市 政工 程 预算 定额 》 (2010 





(2010 版 )、《 浙 江 省 建设 工程 施工 费用 定额 》(201G 版 六 《浙江 省 施工 机 械 台 班 费用 


定额 》(2010 版 )、 
1) 《浙江 省 





《浙江 上 建筑 工程 预算 定额 》 


《浙江 уйк сш 10 版 )。 
程 计价 规则 》(2 





《浙江 省 建设 工程 计价 规则 》(2010 йы кй. 第 一 章 总 则 ， 第 二 章 术语 ， 第 
三 章 工程 造价 组 成 及 计价 方法 ， 第 四 章 设 计 概算 ， и ла, Hiti 
第 六 章 招 标 控制 价 、 投 标价 与 成 本 价 ， 第 七 章 合同 价格 与 工程 结算 ， 第 八 章 工程 计 
价 纠纷 处 理 ， 第 九 章 附件 及 标准 格式 ， 第 十 章 附 则 。 

2) 《浙江 省 市 政工 程 预算 定额 》(2010 版 ) 

《浙江 省 市 政工 程 预算 定额 》(2010 版 ) 是 在 《浙江 省 市 政工 程 预算 定额 》(2003 























版 ) 的 基础 上 ， 依 据 国家 、 浙 江 省 有 关 现 行 产品 标准 、 设 计 规 范 和 施工 验收 规范 、 质 


量 评定 标准 、 安 全 技术 操作 规程 ， 并 结合 浙江 省 实际 情况 进行 编制 的 。 








《浙江 省 市 政工 程 预算 定额 》(2010 版 ) 共 八 册 ， 包 括 : 第 一 册 《 通 用 项 目 》、 第 

















二 册 《道路 工程 》、 
第 六 册 《 排 水 工程 》 第 七 肌 《 燃 气 与 集中 供 热 工程 》 第 八 册 《路 灯 工 程 》。 
3) 《浙江 省 建设 工程 施工 费用 定额 》(2010 版 ) 





《浙江 省 建设 





第 三 册 《 桥 涵 工程 》、 第 四 册 《 隧 道 工 程 》、 第 五 册 《 给 水 工程 入 



























































程 施工 费用 定额 》(2010 版 ) 以 《浙江 省 建设 工程 施工 费用 定额 》 

















(2003 版 ) 为 基础 编制 ， 它 以 指令 性 与 指导 性 结合 、 政 策 指 导 与 市 场 调节 互补 为 编制 


























原则 ， 既 适用 于 工程 量 清单 计价 模式 ， 也 适用 于 定额 计价 模式 。 








《浙江 省 建设 - 
































- 程 施工 费用 定额 》(2010 版 ) 由 五 部 分 内 容 组 成 ， 包 括 : 总 说 明 、 


A 
oe 


【参考 图 文 】 
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建设 


施工 


主体 


HEN 


报价 


文件 


„XN 
Toes = 























工程 施工 费用 计算 规则 、 建 设 工程 施工 费用 取 费 费 率 、 工 程 类 别 划分 、 附 录 。 
4) 《浙江 省 施工 机 械 台 班 费用 定额 》(2010 版 ) 

《浙江 省 施工 机 械 台 班 费 用 定额 》 (2010 版 ) 包 括 三 部 分 内 容 : 施工 机 械 台 班 单价 、 
机 械 台 班 基础 数据 、 附 录 。 

4. 《浙江 省 建设 工程 工程 量 清单 计价 指引 》( 市 政工 程 ) 

浙江 省 建设 工程 造价 管理 总 站 于 2013 年 11 月 印发 了 《浙江 省 建设 工程 工程 量 















































在 工程 计价 活动 中 参考 使 用 。 
5. 其 他 
建筑 市 场 信 息 价 格 ， 如 工程 造价 管理 机 构 定期 发 布 的 人 工 、 材 料 、 施 工 机 械 台 
场 价格 信息 也 是 确定 工程 造价 的 依据 。 
企业 (行业 ) 自 行 编制 的 经 验 性 计价 依据 ， м 是 确定 工程 造价 (投标 
) 的 依据 。 < 

家 相关 部 门 及 各 省 、 паноа л 关 工 程 计 量 与 计价 的 相关 通知 、 
等 也 是 确定 工程 造价 的 依据 。 








El 





` NN А 
建设 工程 计价 模式 分 为 定额 计价 模式 、 工 程 z 计价 模式 丙种。 定额 计价 模 
用 工料 单价 法 ， 王 程 量 清单 计价 模式 采用 综 台 单价 法 。 

RE 














ЗА уйк қ,” 


计价 


技术 


иы жалы ыы 
1. 工料 单价 法 

工料 单价 (直接 工程 费 单价 ) 是 指 完成 一 个 规定 计量 单位 的 分 部 分 项 工程 项 目 或 
措施 工程 项 目 所 需 的 人 工 费 、 材 料 费 、 施 工 机 具 使 用 昌 。 

工料 单价 法 是 指 分 部 分 项 工程 项 目 及 施工 技术 措施 工程 项 目的 单价 按 工料 单价 























(直接 工程 费 单价 ) 计 算 ， 施工 组 织 措 施 项 目 费 、 企 业 管理 费 、 利 润 、 规 费 、 税 金 、 暂 


列 金 
计价 





















































额 及 总 承包 服务 费 等 其 他 项 目 费用 、 风 险 费 用 按 规 定 程序 单独 列 项 计算 的 一 种 
项 目 单价 = 工料 单价 (2-1) 
工料 单价 =1 个 规定 计量 单位 的 人 工 费 + 材料 费 + 施工 机 具 使 用 费 (2-2) 
项 目 合 价 = 工料 单价 x 项 目 工程 数量 (2-3) 

工程 造价 = 忆 项 目 合 价 + 取 费 基数 x( 施 工 组 织 措施 费 率 + 企业 管理 费 率 + 
利润 率 )+ 规 费 + 其 他 项 目 费 + 风险 费用 + 税金 (2-4) 


第 = БЕ ыр ла 





2. 综合 单价 法 

综合 单价 是 指 一 个 规定 计量 单位 的 分 部 分 项 工程 量 清单 项 目 或 技术 措施 清单 项 
目 除 规 费 、 税 金 以 外 的 全 部 费用 ， 包 括 人 工 费 、 材 料 费 、 施 工 机 具 使 用 费 、 企 业 管 
理 费 、 利 润 及 一 定 的 风险 费用 。 


ZW ÑA 特别 提示 
上 述 综 合 单 价 不 包括 规 费 、 税 金 等 不 可 竞争 的 费用 ， 并 不 是 真正 意义 上 的 全 和 包 

括 的 综合 单价 ， 而 是 一 种 狭义 上 的 综合 单价 。 

国际 上 所 谓 的 综合 单价 一 般 是 指 全 包括 的 综合 单价 ， 包 括 规 费 、 税 金 。 

综合 单价 法 是 指 分 部 分 项 工程 量 清单 项 目 及 施工 技术 措施 清单 项 目 单价 按 综合 

单价 计算 ， 施 工 组 织 措施 项 目 费 、 规 费 、 税 金 、 шалт 

目 费 用 按 规定 程序 单独 列 项 计算 的 一 种 计价 方法 。 < 


















































项 目 单价 = 综合 单价 ж (2-5) 
综合 单价 =1 个 规定 计量 单位 的 人 工 费 + 材 料 ЕК 具 使 用 费 + 取 费 基数 x 
(企业 管理 费 率 + 利润 率 )+ 风 险 费 用 (2-6) 


项 目 合 价 = 综 合 单价 % 项 目 工 程 数 量 (2-7) 
工程 造价 = 也 项 目 айык 昔 施 费 率 + 规 费 + 其 他 项 目 费 + 税金 
SN (2-8) 








` XA 
з. Temana ae 
1) 两 者 的 区 别 , о 
(1) 适用 范围 不 同一 ‚2 
ОВНА тн жж 
НИ. Ат, TURA Тян, BIURA 
模式 。 ў 
2) 采用 的 计价 方法 不 同 。 
[ 程 量 清单 计价 模式 采用 综合 单价 法 计价 ,定额 计价 模式 采用 工料 单价 法 计价 。 
3) 项 目 划分 不 同 。 
[ 程 量 清单 计价 模式 下 的 项 目 基本 以 一 个 “综合 实体 ”考虑 ， 一 般 一 个 项 目 包 
插 多 项 工程 内 容 。 定 额 计价 模式 下 的 项 目 一 般 一 个 项 目 只 包括 一 项 工程 内 容 。 

如 “混凝土 管道 铺设 ”工程 量 清单 项 目 包括 管道 垫 层 、 基 础 、 管 座 、 接 口 、 管 
道 铺设 、 闭 水 试验 等 多 项 工程 内 容 ， 而 “混凝土 管道 铺设 ”定额 项 目 只 包括 管道 铺 
设 这 一 项 工程 内 容 。 

(4) 工程 量 计算 规则 的 依据 不 同 。 
工程 量 清单 计价 模式 下 工程 量 计算 规则 的 依据 是 《市 政工 程 工程 量 计算 规范 》 

(GB 50857 一 2013)， 为 全 国 统一 的 计算 规则 。 Гат [а] 

定额 计价 模式 下 工程 量 计算 规则 的 依据 是 预算 定额 ， 由 一 个 地 区 (省 、 自 治 区 、j E 
直辖 市 ) 制 定 ， 在 本 区 域内 统一 。 如 《浙江 省 市 政工 程 预算 定额 ) (2010 版 ) 在 浙江 省 E] 
范围 内 统一 。 【参考 图 文 】 
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ШІ rrema 




























































































(5) 采用 的 消耗 量 标准 不 同 。 

工程 量 清单 计价 模式 下 ， 投 标 人 计价 时 可 以 采用 自己 的 企业 定额 ， 其 消耗 量 标准 体现 
的 是 投标 人 个 体 的 水 平 ， 是 动态 的 。 

定额 计价 模式 下 ， 投 标 人 计价 时 采用 统一 的 消耗 量 定额 ， 其 消耗 量 标准 反映 的 是 社会 
平均 水 平 ， 是 静态 的 。 

(6) 风险 分 担 不 同 。 

工程 量 清单 计价 模式 下 , 工程 量 清单 由 招标 人 提供 ,由 招标 人 承担 工程 量 计算 的 风险 ， 
投标 人 承担 报价 (单价 和 费 率 ) 的 风险 。 

定额 计价 模式 下 ， 工 程 量 由 各 投标 人 自行 计算 ， 故 工程 量 计算 风险 和 报价 风险 均 由 投 
标 人 承担 。 

2) 两 者 的 联系 

为 了 与 国际 接轨 , 我 国 于 2003 工人 由 于 大 部 分 施工 企业 
还 没有 建立 和 拥有 自己 的 企业 定额 体系 ， 因 而 ， 建 设 部 门 发 布 的 定额 ， 尤其 是 当 


地 的 消耗 量 定额 (预算 定额 )， 仍 然 是 企业 投标 报价 的 








另外 ， 工 程 量 清单 项 目 - i e 
和 个 组 合 工作 内 容 ， ЕРЕ 
是 说 ， 工 程 量 清单 计价 活动 中 ， 存 在 部 


工程 费用 的 计算 程序 — 


кз: 
定额 计价 模式 采用 сн 
程 费 用 计算 程序 。 =, 
а) т МЕЗІ 程序 ， 见 表 2-1. ж. 


$ 


费用 项 目 
预算 定额 分 部 分 项 工程 费 
1. 人工 费 + 机 械 费 





та 首先 需 将 清单 项 目 分 解 成 若 
计算 其 工程 量 并 套用 定额 子 目 。 也 就 


aw оаа 


É aa 





А 





有 综合 单价 法 ， 相 应 有 两 种 工 


Ж 


жол 斌 料 单价 法 


计算 方法 


了 (项 目 工程 量 x 工 料 单价 ) 
Y (定额 人 工 费 + 定 额 机 械 费 ) 





施工 组 织 措施 费 


各 项 合计 





.安全 文明 施工 费 
.工程 定位 复 测 费 
.特殊 地 区 施工 增加 费 
. 冬 雨 季 施 工 增加 费 

。 夜间 施工 增加 费 

. 已 完工 程 及 设备 保护 费 
.二 次 搬运 费 
.行车 、 行 人 干扰 增加 费 
.提前 竣工 增加 费 









































. 其 他 施工 组 织 措施 费 
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按 相 关 规 定 计算 


第 = з Dr ырды тулы 





续 表 

























三 企业 管 : 
企业 管理 费 1x 费 率 
п мн 
五 规 费 12+13+14 
12， 排 污 费 、 社 保费 、 公 积 人 ЕТІ 
13. 农民 工 工伤 保险 费 
КЕРНИ — 按 各 地 有 关 规定 计算 
14. 危险 作 业 意外 伤害 保险 费 





六 总 承包 服务 费 (15+16) 或 (15+17) 
包 管 理 和 协调 费 
办 调和 服务 费 

里 服务 费 











55- 
А 特别 提示 хх А 


No 
ШІ” ЕТІЛУІ КҮЗЕТТІ 施工 技术 措施 工程 项 目 
рт HAR. ao Н 
计算 。 
0) 施工 Гетеа кокаин: 其 他 各 项 组 织 措施 党 根据 工程 实 
际 情况 计 取 。》 铭 江 程 现场 场地 宽 届 ， 材 料 无 须 二 次 搬运 ， 就 无 须 计 取 二 次 搬运 费 。 
) 农民 工 诗 伤 保险 费 、 危 险 作业 意外 伤害 保险 费 按 各 地 的 规定 进行 计算 


(2) 综合 单价 法 费用 计算 程序 ， 见 表 2-2。 
表 2-2 综合 单价 法 


序号 费用 项 目 
工程 量 清单 分 部 分 项 工程 费 
1. 人工 费 + 机 械 费 


计算 方法 
工 (分 部 分 项 工程 量 x 综 合 单价 ) 
工分 部 分 项 (人 工 费 + 机 械 费 ) 























= “| 措施 项 目 费 OHZ) 
(一 ) 施工 技术 措施 项 目 费 y (技术 措施 项 目 工程 量 x 综 合 单价 ) 
其 中 [2. 人 工 费 + 机 械 费 工 技 术 措施 项 目 (人 工 费 + 机 械 费 ) 
(二 ) 施工 组 织 措施 项 目 清单 费 各 项 合计 
[3. 安全 文明 施工 费 





其 中 |а. 工程 定位 复 测 费 (1 十 2)x 费 率 


5. 特殊 地 区 施工 增加 费 











A 
_— © 
ПП готвинзинкя-ж) 


























序号 费用 项 目 计算 方法 
6， 冬 雨季 施工 增加 费 
7. 夜间 施工 增加 费 
8. 已 完工 程 及 设备 保护 费 

其 中 |9. 二 次 搬运 费 

10. 行车 、 行 人 干扰 增加 费 
11. 提前 竣工 增加 费 按 相 关 规 定 计算 
12. 其 他 施工 组 织 措施 费 

= ”| 其 他 项 目 费 按 工 程 量 清单 计价 要 求 计算 

四 |a 13+14+15 А 





13. 排污 费 、 社 保费 、 公 积 金 
14. 农 伤 保险 费 

15. 危险 作业 意外 伤害 保险 费 
五 “| 税金 

六 “| 建设 工程 造价 


(1+2)x 费 率 Ф 











rzHSAN 二 + 四 + 五 


ПЕП] вто 00 
962 


м x 
а) 以 “人 工 费 + 机 械 费 芝 БОЕ, ай 是 指 分 部 分 项 工程 项 目 及 施 
94 2 


工 技术 措施 工程 项 目的 人 工 费 和 机 械 费 之 和 。 
а) 人 工 费 不 包括 机 上 人 工 ， 大 型 机 械 设 


ШРЕК ЛАТ УЙ 





O 编制 招标 控制 价 时 ， 应 以 预算 定额 的 人 工 费 及 机 械 费 作为 计算 费用 的 基数 。 

@ 编制 投标 报价 时 ， 其 人 工 、 机 械 台 班 消耗 量 可 根据 企业 定额 确定 ， 人 工 单价 、 机 械 
台 班 单价 可 按 当时 当地 的 市 场 价格 确定 ， 以 此 计算 的 人 工 费 和 机 械 费 作为 取 费 基数 。 

(2) 施工 措施 项 目 应 根据 《浙江 省 建设 工程 施工 费用 定额 》(2010 版 )、 措 施 项 目 清单 ， 


结合 工程 实际 确定 。 


O 施工 技术 措施 项 目 可 根据 相关 的 工程 量 计算 规则 , 结合 工程 的 实际 情况 , 根据 施工 


方案 计算 确定 其 工程 量 及 费用 。 








© 施工 组 织 措施 费 按 施工 费用 计算 程序 以 取 费 基数 乘 以 组 织 措施 费 费 率 计算 , 其 中 安 








全 文明 施工 费 为 必须 计算 的 措施 费 项 目 ， 其 他 组 织 措施 费 项 目 可 根据 工程 量 清单 、 














程 实际 情况 列 项 ， 工 程 实际 不 发 生 的 项 目 不 应 计 取 费用 。 





f 及 安 拆 费 不 能 直接 作为 机 械 费 计算 ， 





结合 工 





© 在 编制 投标 报价 时 ， 安 全 文明 施工 费 不 得 低 于 《浙江 省 建设 工程 施 








(2010 版 ) 的 下 限 费 率 报价 ， 在 编制 招标 控制 价 时 ， 安 全 文明 施工 费 按 费 率 的 中 值 计 





费 


定额 》 























算 





@ 提前 竣工 增加 费 以 工期 缩短 的 比例 计 取 , 计 取 缩短 工期 增加 费 的 工程 不 应 同时 计 取 














夜间 施工 增加 费 。 




















(3) 企业 管理 费 费 率 是 根据 不 同 的 工程 类 别 确定 的 。 通 常 市 政工 程 划分 为 一 





三 类 工程 。 
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(4) 编制 招标 控制 价 时 ， 施 工 组 织 措施 费 、 企 业 管理 费 及 利润 ， 应 按 费 率 的 





或 弹性 区 间 费 率 的 中 值 计 取 。 














弹性 区 间 费 率 的 中 值 计 取 。 
(5) 暂 列 金额 一 般 可 按 税 前 造价 的 5% 计算。 工程 结算 时 , 暂 列 金额 应 
另 按 工 程 实际 发 生 项 目 增加 费 






































JẸ 
单位 可 按 分 包 的 专业 工程 造价 的 1% 一 4% 疝 发 包 方 计 取 总 承包 服务 费 ; 对 

















设备 进行 管理 和 服务 时 ， 可 按 甲 供 材料 、 设 备 价值 的 0.2% 一 1% 计 取 费 








(7) 规 费 、 税 金 应 按 《 浙 江 省 建设 工程 施工 费用 定额 》 (2010 Мул 9 


不 得 作为 竞争 性 费用 。 ы 


= 费 率 取 什 P е 


.市 政工 程 施工 组 织 措施 费 费 率 Ф 


7 





{Н 





编制 施工 图 预算 时 ， 施 工 组 织 措施 费 、 企 业 管理 费 及 利润 ， 可 按 费 率 的 中 值 或 


应 予以 取消 ， 


(6) 发 包 人 仅 要 求 对 分 包 的 专业 工程 进行 总 承包 管理 和 协调 时 , 总 承包 单位 可 按 
造价 的 1% 一 2% 向 发 包 方 计 取 总 承包 服务 费 ， 发 包 人 要 求 总 承包 单 
旦 进行 总 承包 管理 和 协调 ， 并 同时 要 求 提 供 配 合 服务 时 ， 总 承包 


甲 供 材料 、 


费 率 计 取 ， 


ë Za aap nk: E FEOS НАШИ. 另 计 税法 的 市 政工 程 ， 施 工 组 织 措施 


费 费 率 取 值 见 表 2-3。 Г 


` 
表 2-37 а. 
ЫЕ. 计算 基数 

























































































C1-1-11 ë š ] 1 
C1-1-12 A eT у 2.44 2.93 
СІ-2 人 工 费 + 机 械 费 0.03 0.06 
СІ-3 

C1-31 |_ 缩 短工 期 10% 以 内 0.83 1.65 
С1-32 т 缩短 工期 20% 以 内 人 工 费 + 机 械 费 2.04 2.44 
С1-33 | 缩短 工期 30% 以 内 2.83 3.23 
СІ-4 二 次 搬运 费 0.71 0.82 
C1-5 | 已 完 工程 及 设备 保护 费 | 0.04 0.06 
С1-6 工程 定位 复 测 费 | ATHARE 0.04 0.05 
С1-7 冬季 、 雨 季 施 工 增加 费 0.19 0.29 
СІ-8 行车 、 行 人 干扰 增加 费 2.50 3.00 











С1-9 优质 工程 增加 费 优质 工程 增加 费 前 造价 











特殊 地 区 增加 费 人 工 费 + 机 械 费 
注 : 专业 土石 方 工程 安全 文明 施工 费 费 率 乘 以 系数 0.6。 国标 化 工地 增加 费 上 限 、 
费 分 别 对 应 国家 级 、 省 级 和 市 级 标 化 工地 增加 费 费 率 。 











中 值 和 下 限 


Е 


Y 


ж 


tm [a] 


m 
я 
_ 


A 
-u 
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ағыт 从 、 知 识 链接 
(1) 根据 浙江 省 住房 和 城乡 建设 厅 、 浙 江 省 发 展 和 改革 委员 会 、 浙 江 省 财政 厅 于 
2015 年 12 月 21 日 颁发 的 建 建 发 [2015]517 号 文件 规定 , 调整 了 安全 文明 施工 费 葛 用 
组 成 及 费 率 标准 ， 自 2016 年 2 月 1 日 起 执行 .在 此 之 前 已 招标 或 已 签署 施工 合同 的 
工程 仍 按 原 合同 约定 条 款 执 行 。 如 合同 约定 可 调整 的 ，2016 年 2 月 1 日 后 发 生 的 工 
程 量 可 据 此 文件 调整 。 
(2) 浙江 省 建设 工程 造价 管理 总 站 于 2013 年 12 月 16 日 颁发 的 浙 建站 计 [2013]64 
号 文件 ， 规 定 在 施工 组 织 措施 费 项 目 中 增加 工程 定位 复 测 费 项 目 和 特殊 地 区 增加 费 
вы: 项 目 ， 1. 将 施工 组 织 措施 费 中 的 检验 试验 费 按 “费用 项 目 组 成 ”的 
ТЗ 内 容 和 要 求 并 入 企业 管理 党 ， 施 工 组 织 措施 费 中 不 再 计算 检验 试验 费 ， 并 相应 调整 
pe uva 于 2014 年 1 月 1 日 起 施行 .XAXK、 
营 改 增 后 采用 一 般 计 税法 的 市 政工 程 ， 施 活 绝 织 措 施 费 中 ， 安 全 文明 施工 费 、 
В Е, 其 他 各 项 施工 组 
织 措施 费 的 费 率 同 表 2-3. 


表 2-4 s 般 计 税法 ) 














项 目 名 称 计算 基数 — 


шага 


_ |F HPC U TE | 
| тит 地 增加 费 з o 
t ВИ 市 区 工程 
| 市 区 一 般 工 程 | данына 








х дане 
ГЕ ЕТ. 浙江 省 建设 工程 造价 管理 总 站 于 2016 年 4 月 18 日 发 布 浙 建 站 定 [2016]23 号 文件 ， 
НЕРИР ТЕРЕТ 
Сонот 2. ФИІРОШеШЕНМЕ 


营 改 增 前 的 市 政工 程 以 及 营 改 增 后 采用 简易 计 税法 的 市 政工 程 ， 企 业 管 理 费 费 
率 取 值 见 表 2-5。 





























Ж25 市 政工 程 企业 管理 费 费 率 ( 简 易 计 税 法 ) 


项 目 名 称 计算 基数 








人 工 费 + 机 械 费 





第 = з кур улы 









费 率 /% 
三 类 二 类 = 







定额 编号 项 目 名 称 计算 基数 






















C2 3 隧道 工程 6-9 
2-4 | 河道 护岸 工程 Я 1 一 15 
C2-5 | 给 水 、 燃 气 及 单独 排水 工程 be 14~18 | 12-16 | 10~14 








| 专业 十 石 方 工程 
路 灯 及 交通 设施 工程 人 工 费 + 机 械 费 









G анына 
根据 浙江 省 建设 工程 造价 管理 总 站 于 2013 年 12 月 16 日 颁 惟 的 浙 建站 计 [2013]64 号 文 
件 ，“ 企 业 管理 费 ” 按 相应 专业 费 率 乘 以 系数 1.30， T 2014 1 Гат. 
营 改 增 后 采用 一 般 计 税法 的 市 政工 程 ， 企 业 管 理 Я 教育 费 附 加 
和 地 方 教育 附加 等 内 容 ， 套 时 不 再 区 分 工程 所 在 地 ，， 统一 费 率 执行 ， 见 表 2-6。 
#26 тигиши) 























计算 基数 一 类 


22.63--2921- |. 19.81~26.88 | 16.98 一 22.63 
29.11 39.61% | 25.46—33.95 | 22.63—29.71 
14131839 11.32-15.56 | 8.49— 12.73 


18.39--24.05 | 15.56—21.22 


2: 19.81--25.46 16.98--22.63 | 14.15—19.81 


4.24—5.66 | 283—424 
31.12—42.44 | 25.46—35.37 
3. 市 政工 程 利润 费 率 


营 改 增 前 的 市 政工 程 以 及 营 改 增 后 采用 简易 计 税法 与 采用 一 般 计 税法 的 市 政工 程 ， 利 
润 费 率 相同 ， 取 值 见 表 2-7。 














R27 市 政工 程 利润 费 率 
项 目 名 称 计算 基数 









费 率 /% 
































道路 工程 9~15 

С3-2 桥梁 工程 8 一 14 

С3-3 隧道 工程 4—8 

C3-4 河道 护岸 工程 人 工 费 + 机 械 费 6—12 

С3-5 给 水 、 燃 气 及 单独 排水 工程 8 一 13 

C3-6 专业 土石 方 工程 1 一 4 
路 灯 及 交通 设施 工程 
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4. 市 政工 程 规 费 费 率 
营 改 增 前 的 市 政工 程 以 及 营 改 增 后 采用 简易 计 税法 与 采用 一 般 计 税法 的 市 政工 
程 ， 规 费 费 率 相 同 ， 取 值 见 表 2-8。 






































#28 市 政工 程 规 费 费 率 





项 目 名 称 
道路 、 桥 梁 、 河 道 护岸 、 给 排水 及 燃气 工程 
隧道 工程 
C4-3 专业 土石 方 工程 
路 灯 及 交通 设施 工程 


O жш Ф 
根据 浙江 省 建设 工程 造价 管理 总 站 于 AW DA 16 日 颁发 的 浙 建站 计 
Яз [2013]64 号 文件 ， 根 据 “费用 项 目 组 成 ” на “意外 伤害 保险 费 ” 从 “ 规 费 ” 
ЖТЗ ЕТТЕ 
【参考 图 文 】 设 工程 费用 计算 程序 表 中 的 规 沉 闪 后 沫 独 列 项 . 
N 
5 市 政工 程 税金 费 率 、、 人 六 
营 改 增 前 的 市 政工 程 ,\ 袁 爹 费 率 取 值 见 表 2-909 、 


wj 


ОШ 
















4.05 
1.05 





人 工 费 + 机 械 费 














费 率 /% 


нас АлБан з 
定额 编号 “2 项 目 名 称 жк 市 区 WD 


DAN 直接 费 4 同 接 费 + 规 费 
直接 费 + 间接 费 + 规 费 





营 改 增 后 采用 简易 计 税法 的 市 政工 程 ， 税 金 费 率 取 值 见 表 2-10. 
表 2-10 市 政工 程 税金 费 率 (简易 计 税法 ) 


定额 编号 项 目 名 称 计算 基数 













































S2 税金 
зы | mame ния БЕ 
52-2 | 城市 维护 建设 税 十 企业 管理 费 十 利润 0.21% | 0.15% | 0.03% 

‚ | 教育 费 附加 及 地 方 i блек | КҮ | а 

_ 教育 附加 и ` `` 

地 方 水 利 建设 基金 
注 : 简易 计 税 方法 下 的 直接 工程 费 、 措 施 费 、 企 业 管理 费 、 利 润 和 规 费 的 各 项 费用 中 ， 均 包 
含 增值 税 进项 税额 。 
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Ох 知识 链 接 
浙江 省 建设 工程 造价 管理 总 站 于 2016 年 5 月 12 日 发 布 浙 建站 定 [2016]35 号 文 














件 ， 对 营 改 增 后 浙江 省 建设 工程 税金 费 率 予以 调整 。 Ë 
营 改 增 后 采用 一 般 计 税法 的 市 政工 程 ， 税 金 费 率 取 值 见 表 2-11. 【参考 图 文 】 








表 2-11 市 政工 程 税金 费 率 (一 般 计 税法 ) 





项 目 名 称 
税金 
增值 税 ( 销 项 税额 ) 税 前 工程 造价 
地 方 水 利 建设 基金 






$1 
$1-1 

















工程 类 别 划分 


， 市 政工 程 类 别 划分 
етт Л АЖ 2-12. 


ж2- „Мана 















. 支 路 、 街 道 、 居 民 ( 厂 ) 区 道路 
。 单独 的 人 行道 工程 、 广 场 
pa a 

3. 10 000m2 以 下 广场 5 000m? 
4. 运动 场 、 跑 道 、 操 场 


1: 城市 来 Е: уто 
2. 10000 ХЕ. 
道路 工程 зрази 








1， 层 数 3 层 以 上 的 立交 桥 | 1. 3 层 以 下 立交 桥 、 
2. 单 孔 最 大 跨 径 40m 以 | 行 地 道 
桥涵 工程 | 上 的 桥梁 2. 单 孔 最 大 跨 径 20m 以 


人 









1. 单 孔 最 大 跨 径 20m 以 下 的 





. 涵洞 





з. 拉 索 桥 上 的 桥梁 

3. 人行 天 
4. 箱 涵 项 进 3. 高 架 路 人 行 天 桥 
1. 水 底 隧道 


隧道 工程 |2. 垂直 项 升 隧道 
3. 截面 宽度 9m 以 上 


截面 宽度 6m 以 上 截面 宽度 бт 以 下 





河道 排 洪 及 
护岸 工程 






单独 排 洪 工程 单独 护岸 护坡 及 土 堤 
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а. 
ШІ +®ттїш=иїї=ш 

















给 排水 工程 


燃气 供 热 
тЁ 





路 灯 及 交通 
设施 工程 






上 石 方 工程 


(1) WI 


立体 交叉 与 


(2) 城市 主 


(3) ЭП 
系统 。 


(4) 支 路 : 城市 道路 网 中 
(5) НІН. 在 城市 范围 全 部 或 大 部 分 地 段 两 


2. 工程 类 别 划分 说 明 _ 
1) 道路 了 u 
按 道路 交通 功能 分 类 。 






1. 日 生产 能 力 80 000t 0.1 
. 日 生产 能 力 200 000t 以 | 的 自来水 厂 

上 的 自来水 厂 2. 日 处 理 能 力 100 000t 以 
.日 处 理 能 力 200 000t 以 | 上 的 污水 处 理 厂 

上 的 污水 处 理 厂 3. 日 处 理 能 力 50 000t 0 | 
з. 日 处 理 能 力 100 000t 以 | 的 单独 排水 泵 站 

上 的 单独 排水 泵 站 4. 直径 600mm 以 上 的 给 水 
4. 直径 1 200mm 以 上 的 给 
水 管道 

5. 直径 1 800mm 以 上 的 排 


1. 日 生产 能 力 80 000t 以 下 的 自 
来 水 厂 
2. 日 处 理 能 力 100 000t 以 下 的 
污水 处 理 厂 
3. 日 处 理 能 力 50 000t 以 下 的 单 
独 排水 泵 站 
ЛА 600mm 以 内 的 给 水 管道 

径 1 000mm 以 内 的 排水 管道 













5. 直径 1 000mm ВА ЕЙ 
水 管道 
6. 给 排水 构筑 物 
7. М Б < 








外 径 600mm 以 下 的 燃气 供 热 


管 外 径 900mm 以 上 的 燃气 


Hh 





-类 工程 以 外 的 其 他 工程 








深度 4m 以 下 的 土石 方 开 控 





[ 程 > | 





ЗЕ: 城市 道路 设 有 中 央 分 隔 带 ， 有 具有 4 条 以 上 车 道 ， 全 部 或 部 分 采用 
空 制 出 入 ， 供 车 辆 高 速 行驶 的 道路 。 

F 道 :在 城市 道路 网 中 起 骨架 作用 的 道路 。 

次 干道 ,城市 道路 网 中 的 区 域 性 干 路 ， 与 主干 道 相连 ， 构 成 完整 的 城市 干 路 

















ph 的 干 路 以 外 联系 次 干 路 或 供 区 域内 部 使 用 的 道路 。 


侧 建 有 各 式 建 筑 物 ， 设 有 人 行道 和 各 种 市 




















公 








政 





设施 
(6) 











类 别 。 


3) 隧道 了 
按 隧道 类 型 及 隧道 内 截 
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ERU) 
2) 桥涵 了 
(1) 单独 桥涵 按 桥 涵 分 类 ， 附 
(2) 单独 


的 道路 。 
区 道路 :以 住宅 ( 





厂房 建筑 为 





E 体 的 





区 域内 道路 。 





[ 程 








属于 道路 工程 的 桥涵 ， 按 道路 工程 分 类 。 
[ 程 按 立 交 桥 层 数 进行 分 类 ;与 高 架 路 相连 的 立交 桥 ， 执 行 立交 桥 








立交 桥 了 








[ 程 





面 的 净 宽 度 进行 分 类 。 


第 = БЕ KO ыр рр 





4) 河道 排 洪 及 护岸 工程 

按 单独 排 洪 工程 、 单 独 护岸 护坡 及 土 堤 工程 分 类 。 

(Т) 单独 排 洪 工程 包括 明渠 、 暗 渠 及 截 洪 沟 。 

(2) 单独 护岸 护坡 包括 抛 石 、 石 笼 、 砌 护 底 、 护 脚 、 台 阶 以 及 附属 于 本 类 别 的 土方 工 
程 等 

5) 给 排水 工程 
按 管 径 大 小 分 类 。 
(1) 项 管 工程 包括 挤 压 顶 进 。 
(2) 在 一 个 给 水 或 排水 工程 中 有 两 种 及 以 上 不 同 管 径 时 ， 最 大 管 径 的 管道 长 度 超过 管 
道 总 长 的 (不 包括 支管 长 度 )10% 时 , 按 最 大 管 径 确定 工程 类 别 ; 最 大 管 径 的 管道 长 度 小 于 管 
道 总 长 的 10% 时 ， 按 次 一 级 管 径 确定 工程 类 别 。 
пт 

X 












































6) 燃气 供 热 工程 









按 燃 气 供 热管 道外 径 大 小 分 类 。 N- 

2-2 4412 С 
度 超过 管道 总 长 (不 包括 支管 长 度 ) 的 10% 时 作 按 最 头 管 外 径 确定 类 别 ， 最 大 管 径 的 管道 长 
度 小 于 管道 总 长 的 10% 时 ， 按 次 一 级 管 答 确 是 六 程 类 别 。 

(2) 燃气 供 热管 道 包 括 管道 挖 士 和 管道 附属 构筑 物 。 


AA өзек СО ЖЫ 


š р 

в) идя евала AORE, MAAN. 

(2) 就 高 原则 :> 各 个 专业 工程 一 同 发 包 时 ,NB 专业 工程 类 别 最 高 者 作为 该 工程 的 类 别 

O 区， 人 生体 
标准 计 取 。 单 久 学 袍 跑道、 操场 接着 路 的 类 副 及 党 率 执行。 

【 例 2-4] 某 市 区 单独 排水 工程 ， 于 2016 年 3 月 17 日 一 3 21 日 编制 招标 控制 价 。 
已 知 管道 最 大 管 径 为 1 200mm， 根 据 施工 图 纸 ， 按 正常 的 施工 组 织 设计 、 正 常 的 施工 工期 
并 结合 市 场 价格 计算 出 分 部 分 项 工程 量 清单 项 目 费 为 1 200 万 元 (其 中 人 工 费 + 机 械 费 为 300 
万 元 )， 施 工 技术 措施 项 目 清单 费 为 250 万 元 (其 中 人 工 费 + 机 械 费 为 80 万 元 )， 其 他 项 目 清 
单 费 为 30 万 元 。 试 按 综合 单价 法 编制 招标 控制 价 。 

【 解 】(1) 工程 类 别 判别 。 

根据 《浙江 省 建设 工程 施工 费用 定额 》(2010 版 ) 规 定 ， 本 例 工程 类 别 为 二 类 排水 工程 

(2) 费 率 确定 。 

根据 《浙江 省 建设 工程 施工 费用 定额 》(2010 版 ) 规 定 ， 编 制 招标 控制 价 时 ， 施 工 组织 
措施 费 、 企 业 管理 费 及 利润 应 按 费 率 的 中 值 或 弹性 区 间 费 率 的 中 值 计 取 。 

家 民工 工伤 保险 费 费 率 按 0.114% 计 取 ， 危 险 作 业 意外 伤害 保险 费 暂 不 考虑 ， 创 标 化 工 
地 增加 费 不 计 。 

(3) 按 费 用 计算 程序 计算 招标 控制 价 ， 见 表 2-13。 
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A 
De 
ПП готвинзинкя-ж) 
































表 2-13 计算 招标 控制 价 
序号 费用 项 目 计算 方法 金额 /万 元 
— “| 工程 量 清单 分 部 分 项 工程 费 Y (分 部 分 项 工程 量 x 综 合 单价 ) 1200 
1. 人 工 费 + 机 械 费 工分 部 分 项 (人 工 费 + 机 械 费 ) 300 
= H Ji А 9% с 308.558 
(一 ) 施工 技术 措施 项 目 清单 费 У (技术 措施 项 目 工程 量 x 综 合 单价 ) 250 
2， 人 工 费 + 机 械 费 三 技术 措施 项 目 ( 人 工 费 + 机 械 费 ) 80 
(三 ) 施工 组 织 措施 项 目 费 3+4+5+6+7+8+9 58.558 








.安全 


文明 施工 费 (基本 费 ) 





(300+80)x10.61% 





40.318 











治 增加 费 
费 
施工 增加 费 
施工 增加 费 
程 及 设备 保护 费 
=、 行 人 干扰 增加 费 


|0 
S Buri 


其 他 项 
















规 费 \ | 12+13+ 
12， 工 程 排污 费 、 社 会 保障 费 S 往 房 
公积金 ЕТ 


13. 农民 工 工伤 
14. 危险 作业 总 





五 


FN 


建设 工程 造价 








【 例 2-2] 某 市 区 欲 建设 城市 高 架 路 ， 长 3. 
制 投标 报价 .根据 施工 














(300+80)x7.30% Ж 
Ғғ”? - 
| 500:89-0:12% 


二 + 三 + 四 )x3.577% 


tt 









(300+80)x2.00% 7.600 
(300+80)х0.04% 0.152 
(300+80)х0.19% 0.722 
олы 
[зоо+в0)0,0 4% 0.152 

80)<2.50% 9.500 


касы 
нт 


单 计价 要 求 计算 


30 
28.173 2 










14 





27.74 








0.433 2 
0 
56.042 0 






















1 622.773 2 





5кт. + 2016 年 3 月 17 日 一 3 月 21 日 编 


纸 ， 按 正常 的 施工 组 织 设计 、 正 常 的 施工 工期 并 结合 市 场 价格 计 


P 人工 费 + 机 械 费 为 2 100 万 元 )。 该 工程 不 





算出 预算 定额 分 部 分 项 工程 费 为 7 500 万 元 (其 中 
允许 分 包 ， 材 料 不 需要 二 次 搬运 ， 暂 列 金额 按 税 


前 造价 的 5% 计 算 ， 风 险 费 用 暂 不 考虑 ， 施 


工 组 织 措施 费 、 企 业 管理 费 及 利润 按 费 率 范围 或 弹性 区 间 的 下 限 计 取 ， 农 民工 工伤 保险 费 
费 率 按 0.114% 计 取 ， 危 险 作业 意外 伤害 保险 费 暂 不 考虑 ， 创 标 化 工地 增加 费 不 计 ， 试 按 工 


料 单价 法 编制 投标 报价 。 
【 解 】(1) 工程 类 别 判定 。 


根据 《浙江 省 建设 工程 施工 费用 定额 》(2010 版 ) 规 定 ， 本 例 “ 城 市 高 架 路 ”工程 类 别 


为 二 类 桥涵 工程 。 
(2) 按 费用 计算 程序 计算 招标 控制 价 ， 见 表 
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2-14. 


第 = з ори толы 





表 2-14 计算 施工 图 预算 造价 













序号 费用 项 目 计算 方法 金额 /万 元 
预算 定额 分 部 分 项 工程 费 y (分 部 分 项 项 目 工程 量 x 工 料 单价 ) 7 500 
1. 人工 费 + 机 械 费 E (定额 人 工 费 + 定额 机 械 费 ) 2 100 

= | 施工 组 织 措施 费 2+3+4+5+6+7+8 287.7 
























安全 文明 施工 费 (基本 费 ) 2 100x 9.54% 200.34 
扬尘 污染 防治 增加 费 2 100x2.00% 42 

立 复 测 费 2 100x0.03% 0.63 
冬季 、 雨 季 施 工 增加 费 2 100x0.10% 2.1 








夜间 施工 增加 费 2 100x0.01% И 
完工 程 及 设备 保护 费 2 100x 0.02% “> 


行人 干扰 增加 费 2 100x2.00% қызу 
费 2 100x23.40% №) 

利润 2 100x в УХУ 
规 费 RN N 
п. 排污 费 、 社 保费 、 公 积 金 — |z 602230% 

12. 农民 工 工伤 保险 费 <. [9400х0.114% 
13. 危险 作业 意外 伤害 保险 费 Y S |— 





[е [~ [е [А Р [о | 







155.694 
153.3 
2.394 

0 




















总 承包 服务 费 z 14+15+16 0 
承包 管理 和 协调 费 == 0 
承包 管理 \ 协调 和 服务 费 0 

16， 甲 供 材料 0 

风险 费 入 (一 + 二 + 三 + 四 + 五 + 六 )x 费 率 0 









暂 列 金额 (一 + 二 + 三 + 四 + 五 + 六 + 七 )x5% 430.139 7 
h | 税金 (一 + 二 + 三 + 四 + 五 + 六 + 七 + 八 )x3.577% 323.108 0 














建设 工程 造价 -+ 二 + 三 + 四 + 五 + 六 + 七 + 八 + 九 9356.0417 





@ 思考 题 与 习题 ) 


一 、 简 答题 


1. 工程 计价 的 依据 主要 有 哪些 ? 

2. 市 政工 程 计价 模式 有 哪 两 种 ?分别 采 用 什么 计算 方法 ? 

3. 什么 是 工料 单价 ? 什么 是 综合 单价 ? 其 单价 的 组 成 内 容 有 何 区 别 ? 

定额 计价 模式 与 工程 量 清单 计价 模式 有 何 区 别 ? 

某 单 独 排水 工程 ， 管 道 总 长 为 1 020m， 其 中 最 大 管 径 为 1 200mm， 管 长 为 90m; 
次 一 级 管 径 为 D1000， 管 长 为 210m， 试 确定 其 工程 类 别 。 编 制 招标 控制 价 时 ， 施 工 组 织 措 


内 = 
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A 


ДД_ 
ШІ 市 收工 程 计量 与 计价 (第 = 版 ) 


施 费 、 企 业 管理 费 及 利润 应 按 费 率 的 中 值 或 弹性 区 间 费 率 的 中 值 计 取 ， 试 确定 其 各 项 费用 
的 费 率 是 多 少 。 

6. 营 改 增 后 ,采用 简易 计 税 法 与 采用 一 般 计 税法 比较 ,哪些 费用 项 目的 费 率 是 相同 的 ? 
哪些 费用 项 目的 费 率 是 不 同 的 ? 

7. 和 营 改 增 前 与 营 改 增 后 比较 ， 税 金 所 包括 的 内 容 及 税金 的 费 率 是 否 相同 ? 

二 、 计 算 题 

1. 某 城市 主干 道 工程 ， 按 正常 的 施工 组 织 设计 、 正 常 的 施工 工期 并 结合 市 场 价格 计算 
出 各 部 分 费用 见 表 2-15， 试 按 综合 单价 法 编制 招标 控制 价 ， 并 将 计算 结果 填 入 表 2-15 内 。 


表 2-15 ”招标 控制 价 (一 ) 
序号 费用 项 目 计算 方法 金额 /万 元 













工程 量 清单 分 部 分 项 工程 费 工 (分 部 分 项 工程 量 x 综 合 单价 1100 
1， 人 工 费 + 机 械 费 ЛГ 300 


措施 项 目 费 


(一 ) 施工 技术 措施 项 目 清单 旬 [Убе нию 250 





2， 人 工 费 + 机 械 费 | 二 技术 措施 项 身 t 大 工 费 + 机 械 费 ) 80 
(=) 施工 组 织 措施 项 目 费 [© НЕ ӨЧ ЖИ ЖЕ] 

3， 安 全 文明 施工 费 (基本 费 ) 

4. 扬尘 污染 防治 增加 费 Am 

5. 定位 复 测 费 s < БУ 

6. 夜间 施工 增加 费 У ‚Л; 

7， 已 完工 程 及 设备 保护 中 м. 

8. ЖИВЕ. ЖЕ; 


9. 行车 、 А АН | ЖУ 
= “| 其 他 项 自费 | F< 50 
四 m > | 

12. 排污 费 、 社 保费 、 公 积 金 
13， 农 民工 工伤 保险 费 














14. 危险 作业 意外 伤害 保险 费 Z 0 
五 | 税金 
六 _ | 建设 工程 造价 一 + 二 + 三 + 四 + 五 


2. 某 小 区 排水 管道 工程 ， 最 大 管 径 为 1 000mm， 按 正常 的 施工 组 织 设计 、 正 常 的 施工 
工期 并 结合 市 场 价格 计算 出 各 部 分 费用 见 表 2-16, 该 工程 不 允许 分 包 ， 材料 需要 二 次 搬运 ， 
暂 列 金额 按 税 前 造价 的 49%6 计 算 ， 风 险 费 用 暂 不 考虑 ， 试 按 工料 单价 法 编制 投标 报价 ， 并 将 
计算 结果 填 入 表 2-16 А. 





表 2-16 ”招标 控制 价 (二 ) 






金额 /万 元 














预算 定额 分 部 分 项 工程 费 工分 部 分 项 项 目 工程 量 x 工 料 单价 ) 960 
1. 人 工 费 + 机 械 费 > (定额 人 工 费 + 定额 机 械 费 ) 300 
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第 = з куно тулы 





RAMA 计算 方法 ERAT 
施工 组 织 措施 费 У (тх Е 5) 
2. 安全 文明 施工 费 (基本 费 ) 
3. 扬尘 污染 防治 增加 费 
4. 工程 定位 复 测 费 
5. 冬季、 雨季 施工 增加 费 
6 
7 
8 


+ 
jo 


№ 

















.夜间 施工 增加 费 

.已 完工 程 及 设备 保护 费 

.二 次 搬运 费 

9 行车、 行人 干扰 增加 费 

10， 提 前 竣工 增加 费 
管理 费 

















规 费 

11. 排污 

12. 农民 工 工伤 保 
.人 危险 作业 意外 伤害 保险 费 、 0 

总 承包 服务 费 







Ë. AEUR 96 
， 甲 供 材料 < 设备 管理 服务 费 
风险 费 W / 
БЕЗ sad 
税金 
建设 工程 造价 -+ 二 + 三 + 四 + 五 + 六 + 七 + 八 + 九 
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#3= нити 


4% 
a SS 





本 章 学 习 要 点 
.建设 工程 定额 的 概念 、 分 类 、 PE 
.施工 定额 的 概念 、 вал 
预算 定额 的 概念 、 е. 应 用 
概算 定额 的 概 : ой 编制 、 Ша 
企业 定额 、 编 制 。 NS 

npe хы 
> * 





Q + шо ы 


Ӛз Баал 





经 过 第 2 章 的 学 习 , 我 们 可 知 该 章 引 例 中 “菜市 区 高 架 路 工程 的 分 部 分 项 工程 费 为 5000 
万 元 ”是 依据 预算 定额 计算 得 到 的 , 那么 什么 是 定额 ? 什么 是 预算 定额 ?还 有 其 他 定额 吗 ? 
怎样 使 用 定额 ? 


定额 的 概念 “қ 
定额 :“ 定 ”就 是 规定 ,“ 额 ” s. 是 在 生 


产 经 营 活动 中 ， 根 据 一 定时 期 的 生产 力 发 展 品 的 质量 要 求 ， 为 完成 一 定数 量 的 合 
格 产 品 所 需 消耗 的 人 力 、 物 力 和 财力 的 数量 

ы erect 生产 过 程 中 的 消耗 就 少 ， 定 额 所 规定 
mA. признан, 和 反之 ， 生 产 力 发 展 水 平 
低 ， 则 生产 效率 低 ， 生 产 过 程 串 的 消耗 就 多 ， ш ы 力 、 物 力 和 财力 等 资源 消耗 
量 应 相应 提高 ， ЖА. Ха. 


пите 概念 Е 
/ > 


市 政工 程 定 额 是 指 在 市 政工 程 项 目 建设 中 ， 在 一 定 的 施工 组 织 和 施工 技术 条 件 下 ， 将 
科学 的 方法 和 实践 经 验 相 结合 ， 完 成 质量 合格 的 单位 工程 产品 所 必须 消耗 的 人 工 、 材 料 、 
机 械 和 资金 的 数量 标准 。 

市 政工 程 定 额 是 在 一 定 社会 生产 力 发 展 水 平 下 ， 完 成 市 政工 程 中 的 某 项 合格 产品 与 各 
种 生产 要 素 ( 人 工 、 材 料 和 机 械 和 资金 ) 消 耗 之 间 的 数量 关系 ， 反 映 了 在 一 定 的 社会 生产 力 
发 展 水 平 下 市 政工 程 的 施工 管理 和 技术 水 平 。 


建设 工程 定额 的 分 类 


建设 工程 定额 的 种 类 很 多 ， 如 图 3.1 所 示 。 一 般 按 定额 反映 的 生产 因素 、 定 额 的 编制 
程序 和 用 途 、 定 额 制定 单位 和 执行 范围 ， 可 分 为 以 下 类 型 。 

1. 按 定额 反映 的 生产 因素 分 类 

按 定额 反映 的 生产 因素 可 分 为 劳动 消耗 定额 、 材 料 消耗 定额 与 机 械 消 耗 定额 。 

1) 劳动 消耗 定额 

劳动 消耗 定额 简称 劳动 定额 ， 也 称 人 工 定额 ， 是 指 在 正常 施工 条 件 下 ， 某 工种 、 某 一 
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等 级 


的 数量 标准 ， 或 在 单位 工作 时 间 内 完成 合格 产品 的 数量 标准 。 














2) 材料 消耗 定额 


[人 以 社会 平均 熟练 程度 和 劳动 强度 为 完成 单位 合格 工程 产品 所 必须 消耗 的 劳动 时 间 





机 械 台 班 使 用 定额 


劳动 消耗 定额 
按 生产 因素 分 类 材料 消耗 定额 
机 械 消耗 定额 




















按 用 途 分 类 





кешенің 


1 









图 3.1 建设 工程 定额 分 类 
劳动 消耗 定额 按 其 表现 形式 不 同 ， 可 分 为 时 间 定 额 和 产量 定额 两 种 ， 两 者 互 为 倒数 。 











材料 消耗 定额 简称 材料 定额 ， 是 指 在 正常 施工 条 件 和 合理 使 用 材料 的 条 件 下 ， 完 成 单 
位 合格 工程 产品 所 必须 消耗 的 材料 的 数量 标准 。 

材料 是 工程 建设 中 使 用 一 定 品 种 、 规 格 的 原材料 、 成 品 、 半 成 品 、 构 ( 配 ) 件 、 燃 料 以 
及 水 、 电 等 资源 的 统称 。 


3) 机 械 消 耗 定额 


机 


























械 消 耗 定 额 简称 机 械 定额 ， 是 指 在 正常 施工 条 件 和 合理 的 劳动 组 织 下 ， 使 用 某 种 施 











为 倒数 。 
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工 机 械 完成 单位 合格 工程 产品 所 必须 消耗 的 机 械 台 班 的 数量 标准 ， 或 在 单位 时 间 内 机 械 完 
成 合格 工程 产品 的 数量 标准 。 








械 消 耗 定 额 按 其 表现 形式 不 同 ， 可 分 为 机 械 时 间 定 额 和 机 械 产量 定额 两 种 ， 两 者 互 



































于 我 国 习惯 上 以 一 台 机 械 一 个 工作 班 ( 台 班 ， 按 一 台 机 械 工作 8 小 时 计 ) 为 机 械 消 耗 





= Зе TY ES 





的 计量 单位 ， 机 械 消耗 定额 又 称 为 机 械 台 班 消耗 定额 。 
2、 按 编制 程序 和 用 和 途 分 类 
按 编制 程序 和 用 途 可 分 为 施工 定额 、 预 算 定额 、 概 算 定额 、 概 算 指标 、 投 资信 算 指标 、 
工期 定额 。 
D 施工 定额 
施工 定额 以 同一 性 质 的 施工 过 程 或 工序 为 测定 对 象 ， 在 正常 的 施工 条 件 下 ， 完 成 单位 
合格 工程 产品 而 产生 的 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 消耗 的 数量 标准 。 
施工 定额 是 施工 企业 为 组 织 生产 和 加 强 管理 而 在 企业 内 部 使 用 的 一 种 定额 ， 属 于 企业 
生产 定额 性 质 。 
施工 定额 由 劳动 定额 、 材 料 消耗 定额 和 机 械 台 班 使 用 定额 3 个 部 分 组 成 ， 主 要 直接 有 
于 工程 的 施工 管理 ， 可 用 于 编 施 工 组 织 设计 、 施 工 预 算 ， 施 人 计划 、 答 发 施 工作 务 
单 、 限 额 领 料 、 结 算计 件 工资 等 施工 管理 活动 中 。 55 
ЕТСЕ НАИ ИИН, ЛЕЕ АЕ ВЭТ НЯ, а ВИСЛЕ 
基础 。 / 
2) 预算 定额 W 
PUSESE BUE DEET HAAT EAN ， 确 定 完成 规定 计量 单位 的 分 项 工程 所 






































































































































消耗 的 人 工 、 材 料 、 о 
tr ns sisal 7 用 于 计算 工程 造价 、 计 算 工程 





MERAT МЖ. IRER i- 组 织 设计 、 工 程 财务 计划 的 
参考 。 , w 

T Min u kasut epi asli, 

з) 概算 定额 < 分 ~ Ж, 


概算 定 ТОИР ТТТ 
的 人 工 、 材 料 机 械 台 班 的 数量 标准 。 

概算 定额 也 是 一 种 计价 性 定额 ， 在 扩大 初步 设计 或 技术 设计 阶段 ， 用 于 编制 (修正 ) 设 
计 概 算 ， 并 作为 确定 建设 项 目 投资 额 的 依据 。 

概算 定额 目 划 分 的 粗细 与 扩大 初步 设计 的 深度 相 适 应 ， 一 般 是 在 预算 定额 的 基础 上 综 
合 扩大 而 成 的 ， 同 时 可 作为 编制 概算 指标 、 投 资 估算 指标 的 依据 。 


МЕ 特别 提示 


概算 定额 是 介 于 预算 定额 与 概算 指标 之 间 的 定额 。 


4) 概算 指标 

概算 指标 是 以 整个 建 ( 构 ) 筑 物 为 对 象 ， 以 一 定数 量 面积 (或 长 度 ) 为 计量 单位 ， 而 规定 人 
工 、 主 要 材料 、 机 械 的 耗 用 量 及 其 费用 标准 。 
概算 指标 也 是 一 种 计价 性 定额 ， 在 初步 设计 阶段 ， 用 于 编制 工程 初步 设计 概算 。 
概算 指标 的 设 定 与 初步 设计 的 深度 相 适 应 , 是 在 概算 定额 和 预算 定额 的 基础 上 编制 的 ， 
比 概算 定额 更 加 综合 扩大 。 
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5) 投资 估算 指标 

投资 估算 指标 往往 以 独立 的 单项 工程 或 完整 的 工程 项 目 为 计算 对 象 ， 编 制 内 容 是 所 有 
项 目 费用 之 和 。 

投资 估算 指标 也 是 一 种 计价 性 定额 , 用 于 项 目 建议 书 和 可 行 性 研究 阶段 编制 投资 估算 、 
计算 工程 投资 需要 量 ， 并 作为 进行 项 目 可 行 性 分 析 、 项 目 评 估 和 决策 、 设 计 方 案 的 技术 经 
济 分 析 等 的 依据 。 

投资 估算 指标 比 概算 指标 更 为 综合 扩大 ， 更 为 概略 ， 其 概略 程度 与 可 行 性 研究 阶段 相 
适应 。 投 资 估算 指标 编制 基础 离 不 开 预 算 定额 、 概 算 定额 ， 是 在 历史 实际 工程 的 概 预算 、 
结算 资料 的 基础 上 ， 通 过 技术 分 析 和 统计 分 析 编制 而 成 的 。 

6) 工期 定额 

工期 定额 是 指 在 一 定 生产 技术 和 自然 条 件 下 , 完成 某 Ші ens 
包括 建设 工期 定额 、 施 工 工期 定额 两 个 层次 。 

rt - 般 以 月 数 
或 天 数 表示 s aF 交付 使 用 所 经 历 的 时 间 ， 不 包 
括 由 于 决策 失误 而 停 ( 缓 ) 建 所 延误 的 时 间 。 。 NX 

рии 

施工 工期 是 建设 工期 中 的 一 部 
工期 定额 是 评价 工程 建设 速度 -进度 计划 及 施工 计划 、 签订 承 包 合同 的 依据 。 


CN 
以 知识 链接 J Х xP 


айн». 采用 或 依据 不 同 的 定额 ， 参 见 
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Ж 3-1. ж: У 
“У Ж 
М у! жэ 工程 建设 阶段 与 工程 造价 、 依 据 定额 的 关系 表 
项 议 竣 ұғар 
建设 aun 初步 Bkit WIB ARE ян МІ ЯН 
阶段 Dama 设计 阶段 ME ”设计 阶段 ME тв а Е 
研究 阶段 阶段 阶段 














工程 з 3 Е == TE 竣工 
ж. | 投资 估算 | 设计 概 第 | 设计 施工 图 预算 施工 预算 
依据 的 | 投资 估算 


KER | 概算 定额 | 预算 定额 | 预算 定额 | 施工 定额 | 预算 定额 | 预算 定额 


定额 指标 





按 定额 编制 单位 和 执行 范围 分 类 
按 定额 编制 单位 和 执行 范围 可 分 为 全 国 统一 定额 、 地 区 定额 、 行 业 定额 、 企 业 定额 和 








补充 定额 。 
1) 全 国 统一 定额 
全 国 统一 定额 是 由 根据 建设 行政 主管 部 门 组 织 ， 综 合 全 国 工程 建设 中 的 技术 和 施工 组 
织 管理 水 平 情况 进行 编制 、 批 准 、 发 布 的 ， 在 全 国 范围 内 使 用 的 定额 。 
2) 地 区 定额 
地 区 定额 是 各 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 建设 行政 主管 部 门 在 国家 建设 行政 主管 部 门 统一 指 
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导 下 ， 考 虑 地 区 工程 建设 特点 ， 对 国家 定额 进行 调整 、 补 充 编制 并 批准 、 发 布 ， 只 在 规定 
的 地 区 范围 内 使 用 的 定额 。 
3) 行业 定额 

行业 定额 是 由 行业 行政 主管 部 门 组 织 ， 在 国家 建设 行政 主管 部 门 统一 指导 下 ， 依 据 各 
行业 专业 工程 特点 、 标 准 和 规范 、 施 工 企业 生产 水 平 、 管 理 情况 等 进行 编制 、 批 准 、 发 布 
的 ， 一 般 只 在 本 行业 和 相同 专业 性 质 的 范围 内 使 用 的 定额 。 


































































































4) 企业 定额 

企业 定额 是 施工 企业 根据 本 企业 的 人 员 素质 、 机 械 设备 程度 、 企 业 管理 水 平 ， 参 照 国 
家 、 行 业 或 地 方 定额 自行 编制 的 ， 只 限于 本 企业 内 部 使 用 的 定额 

企业 定额 是 反映 企业 素质 高 低 的 一 个 重要 标志 ， 其 定额 水 平一 般 应 高 于 国家 现行 定额 








水 平 ， 才 能 满足 生产 技术 发 展 、 企 业 管理 和 市 场 竞争 的 需要 。 © 








ии, 单位 或 设计 单位 协商 议定 ， 并 
同时 报 主管 部 门 备查 ， 只 能 在 限定 范围 内 使 用 。 
补充 定额 往往 成 为 修订 正式 统一 定额 的 х 


З ТАЕ 建设 工程 定额 的 特点 
3.1.4 NF на 
1 科学 性 Js % 


ныне, НЫ жыра ан: pe 力求 定额 水 平 合理 ; 





5) 补充 
补充 定额 是 随 着 设计 、 施 工 技术 的 发 展 ， 现 行 定 ҚБ 需要 的 情况 下 ， 为 了 补充 











其 次 表现 在 制定 定额 的 技术 方法 上 ， 利 用 现代 科学 管理 的 成 就 ， 形 成 一 套 系统 的 、 完 善 的 ， 
БЕТТЕП ЙИР ИО АЕ, MEN ТЕНИ 
Бапта HHE, 也 是 对 定额 的 信息 反馈 。 
2， 系 统 性 
建设 工程 定额 是 相对 独立 的 系统 ， 是 由 多 种 定额 结合 而 成 的 有 机 的 整体 。 它 的 结构 复 
杂 ， 有 鲜明 的 层次 。 
工程 建设 是 庞大 的 实体 系统 ， 工 程 建设 定额 是 为 这 个 实体 系统 服务 的 ， 因 而 工程 建设 
本 身 的 多 种 关 、 多 层次 就 决定 了 以 它 为 服务 对 象 的 工程 建设 定额 的 多 种 类 、 多 层次 
3. 统一 性 
为 了 使 国民 经 济 按照 既定 的 目标 发 展 ， 需 要 借助 于 标准 、 定 额 、 参 数 等 ， 对 工程 建设 
进行 规划 、 组 织 、 调 节 、 控 制 。 而 这 些 标准 、 定 额 、 参 数 必须 在 一 定 范围 内 是 一 种 统一 的 
尺度 ， 才 能 利用 它 对 项 目的 决策 、 设 计 方案 、 投 标 报价 、 成 本 控制 等 进行 比 选 和 评价 。 
4. 权威 性 
工程 建设 定额 具有 很 大 的 权 成 性 ， 在 一 些 情况 下 具有 经 济 法 规 性 质 。 定 额 的 权威 性 反 
喘 了 统一 的 意志 和 要 求 ， 也 反映 了 定额 的 信誉 和 对 其 的 信赖 度 。 
工程 建设 定额 权威 性 的 客观 基础 是 定额 的 科学 性 ， 只 有 科学 的 定额 才 具 有 权威 性 。 
5、 稳 定性 和 时 效 性 
任何 一 种 定额 都 只 能 反映 一 定时 期 的 技术 发 展 和 管理 水 平 ， 因 而 在 一 段 时 间 内 表现 出 
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稳定 的 状态 。 稳 定 的 时 间 一 般 在 5 一 10 年 。 保 持 定额 的 稳定 性 是 维护 定额 的 权威 性 所 必需 
的 ， 也 是 有 效 地 贯彻 定额 所 必要 的 。 

当 工 程 技术 和 管理 水 平 向 前 发 展 了 ， 定 额 就 会 与 已 经 发 展 了 的 生产 力 水 平 不 相 适应 ， 
就 需要 重新 编制 或 修订 ， 所 以 定额 又 具有 时 效 性 。 


建设 工程 定额 是 专门 为 工程 建设 而 制定 的 定额 ， 反 映 了 工程 建设 和 各 种 资源 消耗 之 间 
的 客观 规律 ， 它 的 主要 作用 如 下 。 

(1) 它 是 工程 建设 的 依据 。 
建设 工程 具有 建设 周期 长 、 投 入 大 的 特点 ， ах 




















预测 、 计 划 、 调 配 和 控制 。 而 建设 工程 定额 中 提供 的 各 类 资 消耗 的 数量 标准 ， 为 
此 提供 了 科学 的 依据 。 
(2) 它 是 企业 实行 科学 管理 的 依据 。 


TC asum 
ЖЖ 








编制 施工 进度 计划 、 施 工作 业 计 划 、 下 达 施 合理 组 织 调配 资源 及 进行 成 本 核算 的 
依据 ， 同 时 定额 为 企业 开展 考核 评比 、 、 实 行 计件 工资 和 超额 奖励 树立 了 标 
准 尺度 。 у 


сортам 122206 
ТЕПТЕ ТІ ЛЕТТІ ТЫЛ ТЕГЕ 
е 和 有 效 地 利用 稻 盆 大社 会 劳动 、 合 理 配置 生产 要 素 、 优 











化 资源 配置 。 Ж и 
FA к % 
3.2 WIEM 


3.2.1 





施工 定额 是 直接 用 于 工程 施工 管理 的 一 种 定额 ， 是 施工 企业 管理 工作 的 基础 。 它 是 以 
同一 性 质 的 施工 过 程 或 工序 为 测定 对 象 ， 在 正常 施工 条 件 下 完成 一 定 计量 单位 的 施工 过 程 
或 工序 所 需 消耗 的 人 工 、 材 料 和 机 械 台 班 的 数量 标准 。 


EI 


施工 定额 由 劳动 定额 、 材 料 消耗 定额 和 机 械 台 班 使 用 定额 3 部 分 所 组 成 。 
1. 劳动 定额 
劳动 定额 也 称 人 工 定额 。 它 是 施工 定额 的 主要 组 成 部 分 。 人 工 以 “ 工 日 ”为 计量 单位 ， 
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每 “ 工 日 ”是 指 一 个 工人 工作 一 个 工作 日 时 间 ( 按 8 小 时 计 )。 
劳动 定额 由 于 表现 形式 不 同 ， 可 分 为 时 间 定 额 和 产量 定额 两 种 。 
(1) 时 间 定 额 : 某 种 专业 、 某 种 技术 等 级 工人 班组 或 个 人 在 合理 的 劳动 组 织 与 合理 使 
材料 的 条 件 下 完成 单位 合格 产品 所 必须 消耗 的 工作 时 间 。 
定额 中 的 工作 时 间 包 括 有 效 工 作 时 间 ( 准 备 与 结束 时 间 ， 基 本 生产 时 间 和 辅助 生产 时 
间 )、 工 人 必需 的 休息 时 间 和 不 可 避免 的 中 断 时 间 。 
时 间 定 额 的 计量 单位 按 完成 单位 产品 所 消耗 的 工 日 表示 ， 如 工 日 hm、 工 日 4 等 。 其 计 
算 方 法 如 下 : 


单位 产品 时 间 定额 ( 工 日 ) = 










































































完成 一 定数 量 合格 产品 所 消耗 的 作 

完成 合格 产品 的 数量 

(2) 产量 定额 : 在 合理 的 劳动 组 织 与 合理 使 用 材料 的 条 件 г мий 
班组 或 个 人 在 单位 工 日 中 应 完成 的 合格 产品 数量 。 С 

产量 定额 的 计量 单位 按 单位 时 间 内 生产 的 产品 数量 жў mi/ 工 日 、t/ 工 日 等 。 其 计 

算 方 法 如 下 : < 


时 间 ( 工 日 ) 











(3-0) 



































МА 
(нін 品 的 数量 






位 时 间 - 3-2 
ны ганчина) 2 
Шала аты 
и 0-9 
产量 定额 
或 AA (3-4) 
或 х— ІНДЕ к ЕЕЕ (3-5) 


2594 工 日 ， 每 工 日 应 砌 筑 砖 墙 1.9lm3。 试 


【 例 3-1】 HEDEN пра, ЖЕ 
йөз ОГ. Ж 
【 解 】 НЯ = 0.S24(T Н т?) 
аз 1 
Дава 
2. ИЖИ ЕЙ 
材料 消耗 定额 是 指 在 节约 与 合理 使 用 材料 的 条 件 下 ， 生 产 单位 合格 产品 所 必须 消耗 一 
定 规格 的 材料 、( 半 ) 成 品 、 构 ( 配 ) 件 的 数量 标准 。 
它 包括 材料 净 用 量 和 材料 损耗 量 两 部 分 ， 即 
材料 消耗 量 = 材 料 净 用 量 + 材料 损耗 量 (3-6) 
材料 净 用 量 是 指 直接 用 到 工程 上 ， 构 成 工程 实体 的 材料 用 量 。 材 料 损耗 量 是 指 在 施工 
过 程 中 不 可 避免 的 损耗 量 ， 包 括 : 施工 操作 损耗 量 、 场 内 运输 损耗 量 、 加 工 制作 损耗 量 和 
现场 堆放 损耗 量 。 
材料 损耗 量 与 材料 净 用 量 之 比 (百分数 ) 称 之 为 材料 损耗 率 ， 即 


акк МЕНЕ 
材料 损耗 率 = ти 


= 1.91(m3/ 工 日 ) 





















































x100% (3-7) 
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或 
材料 损耗 量 = 材 料 净 用 量 x 材 料 损耗 率 (3-8) 
材料 的 损耗 率 是 通过 观测 和 统计 得 到 的 ， 通 常 由 国家 有 关 部 门 确定 。 材 料 消 耗 量 也 可 
以 表示 为 : 
材料 消耗 量 = 材料 净 用 量 x(1+ 材料 损耗 率 ) (3-9) 


例如 ， 浇 筑 混凝土 构件 时 ， 由 于 所 需 混凝土 材料 在 搅拌 、 运 办 过程 中 不 可 避免 的 损耗 ， 
以 及 振 的 后 变 得 密实 ， 每 立方 米 混凝土 产品 往往 需要 消耗 1.02m 混凝土 拌和 材料 。 

建设 工程 中 的 材料 可 以 分 为 两 种 类 型 ， 一 次 性 使 用 材料 、 周 转 性 使 用 材料 。 一 次 性 合 
材料 直接 构成 工程 实体 ， 如 水 泥 、 碎 石 、 砂 、 钢 筋 等 。 周 转 性 使 用 材料 在 施工 中 可 多 次 
使 用 ， 但 不 构成 工程 实体 ， 如 脚手架 、 模 板 、 挡 土 板 、 井 点 管 等。 

З. 机 械 台 班 使 用 定额 Ж» 

机 械 台 班 使 用 定额 是 И) 量 标准 。 它 分 为 机 械 
时 间 定 额 和 机 械 产量 定额 。 

1) 机 械 时 间 定额 

机 械 时 间 定 额 就 是 生产 ost 机 械 时 

















Tr 













































































问 定额 以 某 种 机 械 一 个 工作 日 (8 小 时 ) 为 一 行 计量 。 其 计算 方法 为 
+ тааш (3-10) 
2) 机 械 产量 定额 JR Ха 
ШТІ Тед "= 合格 产品 的 数量 。 其 计算 方法 
为 : z 


Ж AJ ==. а - 
全 лиан Че а (3-11) 


Ж и, ш 


1 
机 械 时 间 定额 = 机 家 产量 定额 (3-12) 
2 1 ң 
或 НЕ т (3-13) 
或 机 械 时 间 定 额 x 机 械 产量 定额 =1 (3-14) 


【 例 3-2] 机 械 运输 及 吊装 工程 分 部 定额 中 规定 安装 装配 式 钢筋 混凝土 柱 (构件 质量 在 
5t 以 内 )， 每 立方 米 采用 履带 吊 为 0058 人 台 班 ， 试 确定 机 械 时 间 定 额 、 机 械 产量 定额 。 
【 解 】 机 械 时 间 定 额 =0.058( 合 班 /m) 
机 械 产 量 定额 =1/0.058 = 17.24(ma/ 合 班 ) 


зо зрив = 203] 
(1) 施工 定额 是 施工 队 向 班组 签发 施工 任务 单 和 限额 领 料 单 的 依据 。 


(2) 施工 定额 是 施工 企业 编制 施工 组 织 设计 和 施工 进度 计划 的 依据 。 
(3) 施工 定额 是 加 强 企业 成 本 核算 和 成 本 管理 的 依据 。 
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(4) 施工 定额 是 贯彻 经 济 责任 制 、 实 行 按 劳 分 配 和 内 部 承包 责任 制 的 依据 。 
(5) 施工 定额 是 编制 施工 预算 的 主要 依据 。 
(6) 施工 定额 是 编制 预算 定额 的 依据 。 











预算 定额 的 概念 


Heme 材料 、 机 械 台 班 
消耗 量 的 数量 标准 。 | 

现行 市 政工 程 的 预算 定额 ， 有 全 国 统一 使 用 的 预 次 定额 ， 如 原 建设 部 编制 的 《全 国 统 
一 市 政工 程 预算 定额 》 也 有 各 省 、 市 编 винне, 如 《浙江 省 市 政工 程 预算 定额 》 
(2010 版 )。 RL 


TEEDE ат 


(1) 预算 定额 是 编制 施 了 预算 ， 确 定 和 控制 a" 价 的 基础 。 
(2) 预算 定额 是 编 和 TA рк: Ta 

(3) 预算 定额 是 工程 ик. 

а) fi Te т Жей 























(5) 预算 编制 施工 组 织 设计 、 施 工作 业 计划 的 依据 。 
(6) 预算 定额 是 编制 概算 定额 与 概算 指标 的 基础 。 


Says anta] 


1. 预算 定额 的 编制 原则 

1) 按 社会 平均 水 平 确定 的 原则 

预算 定额 应 按照 “在 现 有 的 社会 正常 的 生产 条 件 下 ， 在 社会 平均 的 劳动 熟练 程度 和 劳 
动 强度 下 ， 制 造 某 种 使 用 价值 所 需要 的 劳动 时 间 ” 来 确定 定额 水 平 。 

预算 定额 的 平均 水 平 是 指 在 正常 的 施工 条 件 、 合 理 的 施工 组 织 和 工艺 条 件 、 平 均 劳动 
熟练 程度 和 劳动 强度 下 ， 完 成 单位 分 项 工程 基本 构造 所 需要 的 劳动 时 间 、 材 料 消耗 量 、 机 
械 台 班 消耗 量 。 


х адв 
预算 定额 的 水 平 是 以 大 多 数 的 施工 企业 的 施工 定额 水 平 为 基础 的 ， 但 不 是 简单 套用 施 
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工 定额 的 水 平 ; 预算 定额 中 包含 了 更 多 的 可 变 因 素 ， 需 要 保留 合理 的 幅度 差 ， 如 人 工 幅 度 
差 、 机 械 幅 度 差 等 。 

预算 定额 是 社会 平均 水 平 ， 施 工 定额 是 平均 先进 水 平 。 

2) 简明 适用 的 原则 

在 编制 预算 定额 时 ， 对 于 主要 的 、 常 用 的 、 价 值 大 的 项 目 ， 分 项 工程 划分 宜 细 ， 相 应 
的 定额 步 距 要 小 一 些 ， 对 于 次 要 的 、 不 常用 的 、 价 值 小 的 项 目 ， 分 项 工程 的 划分 可 以 放 粗 
一 些 ， 定 额 步 距 也 可 以 适当 大 一 些 。 

此 外 ， 预 算 定额 项 目 要 齐全 ， 要 注意 补充 采用 新 技术 、 新 结构 、 新 材料 而 出 现 的 新 的 
定额 项 目 ， 并 应 合理 确定 预算 定额 计量 单位 ， 简 化 工程 量 的 计算 ， 尽 可 能 避免 同一 种 材料 
用 不 同 的 计量 单位 。 2 
3) 坚持 统一 性 和 差别 性 相 结合 的 原则 2 
统一 性 是 指 计价 定额 的 制定 规划 和 组 织 实施 由 国务 院 建 禾 行 该 主管 部 门 归口 ， 并 负责 
全 国 统一 定额 制定 和 修订 ， 颁 发 有 关 工 程 造价 管理 的 规 Б. 

差别 性 是 指 在 统一 性 的 基础 上 ， 各 部 门 和 省 、/ 自 党 区 * 直辖 市 主管 部 门 可 以 在 自己 的 
kanri s n ns pn pasu 
和 管理 办 法 ， 以 适应 我 国 地 区 间 和 部 门 间 发 ЖЕНИ. 


2. 预算 定额 的 编制 依据 K 


б) Uan EEN, нун анмен, DUETE 

O) DULHE. ELDING. ни 定 标准 安全 操作 规程 。 

G) 具有 代表 性 的 典型 工 和 士 图 及 现行 的 标准 图 ; Л 

(4) 新 技术 、 新 结构 x 新 烤 料 和 先进 的 施 玉 方 法 散 。 

(5) 有 关 科 学 试验 ， 技 术 测定 的 统计 、 ЖЖ. 

(6) 现行 的 预算 定 狐 、 材 料 预算 价格 豚 有 头 文件 规定 等 。 

3. 预算 编制 步骤 ái 

预算 定额 的 编制 大 致 可 以 分 为 准备 工作 、 收 集资 料 、 定 额 编制 、 定 额 审核 、 定 额 报批 
和 整理 资料 5 个 阶段 。 

1) 准备 工作 阶段 

(1) 拟定 编制 方案 。 

(2) 根据 专业 需要 划分 编制 小 组 和 综合 组 。 

2) 收集 资料 阶段 

(Т) 普遍 收集 资料 。 在 已 确定 的 编制 范围 内 ， 采 用 表格 化 收集 定额 编制 基础 资料 ， 以 
统计 资料 为 主 ， 注 明 所 需 的 资料 内 容 、 填 表 要 求 和 时 间 范 围 。 

(2) 召开 专题 座谈 会 。 邀 请 建设 单位 、 设 计 单位 、 施 工 单位 及 其 他 相关 单位 的 专业 人 
员 召 开 座 谈 会 ， 就 以 往 定额 中 存在 的 问题 提出 意见 和 建议 ， 以 便 在 新 定额 编制 时 加 以 改进 。 

(3) 收集 现行 规范 、 规 定 和 相关 政策 法 规 资 料 。 

(4) 收集 定额 管理 部 门 积累 的 资料 ， 包 括 定额 解释 、 补 充 定额 资料 、 新 技术 在 工程 实 
践 中 的 应 用 资料 等 。 

(5) 专项 查 定 及 实验 资料 ， 主 要 是 混凝土 、 砂 浆 试验 试 配 资料 ， 还 应 收集 一 定数 量 的 
现场 实际 配合 比 资料 。 
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3) 定额 编制 阶段 
(1) 确定 编制 细则 ， 包 括 统 一 编制 表格 及 编制 方法 ， 统 一 计算 口径 、 计 量 单位 和 小 数 
点 位 数 等 要 求 。 
(2) 确定 定额 的 项 目 划分 和 工程 量 计算 规则 。 
(3) 定额 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 耗 用 量 的 计算 、 复 核 和 测算 。 
4) 定额 审核 阶段 
Км с 审 稿 主要 内 容 : 文字 表达 确切 通顺 、 简 明 易 懂 ， 定 额 数字 正确 无 误 ; 
项 目 之 间 无 矛盾 。 
ов 算 。 测 算 方 法 如 下 。 
O 按 工程 类 别 比重 测算 : 在 定额 执行 范围 内 ， 选 择 有 代表 性 的 各 类 工程 ， 分 别 以 新 旧 
定额 对 比 测算 ， 并 按 测算 的 年 限 以 工程 所 占 比 例 加 权 ， 2. 
7... 以 考察 定额 水 平 的 升 
降 及 其 原因 。 
5) 定额 报批 和 整理 资料 阶段 
(1) 征求 意见 ， 定 额 初稿 编制 完成 后 ， "Же: ПШ, ЫН. БОЙ 
О) 修改 、 整 理 、 报 批 : (йд. Жош, YE 


















































(3) 撰写 编制 说 明 。 
(4) 立 档 、 成 卷 Ко 
4. Жж Рә}; Уҳ У 
预算 定额 的 编制 方法 © „Ж 


1) 确定 预算 定额 的 计量 单位 

аа 分 部 分 项 工程 ы ИИ 
般 按 如 下 方法 确定 #5 和 A 

(1) р солди 宽 、 пора einn mi 为 计量 单位 ， 如 土方 、 混 凝 
土 构件 等 

(2) Ao се - 定 规格 ， 长 度 、 宽 度 不 定时 ， 可 按 面积 以 m° 为 计量 单位 ， 
如 道路 路 面 、 人 行道 板 等 。 

(3) 结构 构件 的 横断 面 有 一 定形 状 和 大 小 ， 长 度 不 定时 ， 可 按 长 度 以 “延长 米 ”为 计 
量 单位 ， 如 管道 、 桥 梁 栏 杆 等 。 

(4) 结构 构件 构造 比较 复杂 ， 可 以 个 、 台 、 座 、 套 为 计量 单位 。 

(5) 工程 量 主要 取决 于 设备 或 材料 的 质量 ， 可 以 吨 为 计量 单位 。 

预算 定额 中 人 工 按 工 日 计算 ， 机 械 按 台 班 计算 ， 材 料 按 自 然 计算 单位 确定 。 


МЕ 特 别提 示 


为 了 减少 小 数位 数 、 提 高 预算 定额 的 准确 性 ， 通 常 采 取 扩 大 单位 的 办 法 ， 即 预算 定 
通常 采用 1000m. 100т°. 100m°, 10m, 10t 等 计量 单位 。 


2) 按 典型 设计 图 纸 和 资料 计算 工程 量 
通过 计算 典型 设计 图 纸 所 包含 的 施工 过 程 的 工程 量 ， 有 可 能 利用 施工 定额 的 人 工 、 机 
械 、 材 料 消耗 量 指标 确定 预算 定额 所 包含 的 各 工序 的 消耗 量 。 
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3) 确定 预算 定额 各 分 项 工程 人 人工、 材料 、 机 械 台 班 消耗 量 指标 











(1) 人 工 工 日 消耗 量 的 确定 。 
预算 定额 的 人 工 工 日 消耗 量 有 两 种 确定 方法 : 一 是 以 劳动 定额 为 基础 确定 ， 由 分 项 工 


























程 所 综合 的 各 个 工序 劳动 定额 包括 的 基本 用 工 、 其 他 用 工 两 部 分 组 成 ， 二 是 遇 劳动 定额 缺 
项 时 ， 采 用 现场 工作 日 写实 等 测 时 方法 确定 和 计算 人 工 耗 用 量 。 


消耗 


相应 的 劳动 定额 计算 。 




















预算 定额 中 的 人 工 工 日 消耗 量 是 指 在 正常 施工 条 件 下 ， 完 成 定额 单位 分 项 工程 所 必须 
的 人 日 数量 ， 由 基本 用 工 、 其 他 用 工 两 部 分 组 成 。 
Ф 基本 用 工 。 
基本 用 工 是 指 完成 单位 分 项 工程 所 必须 消耗 的 技术 工种 用 工 。 按 综合 取 定 的 工程 量 和 

































































A (3-15) 
@ 其 他 用 工 。 
其 他 用 工 包括 辅助 用 工 、 超 运 距 用 工 、 人 工 幅 度 差 SS 
































(a) 辅助 用 工 ， 是 指 在 技术 工种 劳动 定额 内 不 负 ‚ НИН т, 





















































如 机 械 土方 工程 配合 用 工 、 材 料 加 ` u s: -等 。 
(b) 超 运 距 用 工 ， 超 运 距 是 指 预算 定额 Қасын 半成品 堆放 地 点 到 操作 点 
А 2 338 B IU 
超 运 距 = 预 算 E- пахавана (3-16) 
А зк С 
“X 


实际 шиш 算 现场 二 次 搬运 费 。 


(с) алсу ы: фу чене 常 施工 情况 下 不 可 避免 但 又 很 难 准确 计 


量 的 用 工 和 Г. 。 它 包括 : 神 闻 的 工序 搭 接 及 交叉 作业 相互 配合 或 影响 所 发 
АЕР КН т. 2 етее eT tt 质量 检 
查 和 隐蔽 工程 验收 工作 的 影响 ， 场 内 班组 操作 地 点 的 转移 用 工 ， 工 序 交接 时 对 前 一 工序 不 


可 避免 的 休整 用 工 ， 施工 中 不 可 避免 的 其 他 零星 用 工 。 



































人 工 幅 度 差 =( 基 本 用 工 + 辅 助 用 工 + 超 运 距 用 工 )x 人 工 幅度 差 系数 (3-17) 

人 工 幅度 差 系数 一 般 为 10% 一 15%。 
人 工 工 日 消耗 量 = 基本 用 工 + 辅助 用 工 + 超 运 距 用 工 + 人 工 幅 度 差 

=( 基 本 用 工 + 辅助 用 工 + 超 运 距 用 工 )x(1+ 人 工 幅 度 差 系 数 ) (3-18) 

(2) 材料 消耗 量 的 确定 。 

预算 定额 中 的 人 工 工 日 消耗 量 是 指 在 正常 施工 条 件 下 ， 完 成 定额 单位 分 项 工程 所 必须 






























































消耗 的 材料 、 成 品 、 半 成 品 、 构 ( 配 ) 件 及 周转 性 材料 的 数量 。 
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预算 定额 中 材料 按 用 途 划分 为 以 下 4 类。 
Q 主要 材料 ， 指 直接 构成 工程 实体 的 材料 ， 其 中 也 包括 半成品 、 成 品 ， 如 混凝土 。 
© 辅助 材料 ， 指 直接 构成 工程 实体 ， 但 用 量 较 小 的 材料 ， 如 铁 钉 、 铅 丝 等 。 

© 周转 材料 : 指 多 次 使 用 ， 但 不 构成 工程 实体 的 材料 ， 如 脚手架 、 模 板 等 。 

@ 其 他 材料 : 指 用 量 小 、 价 值 小 的 零星 材料 ， 如 棉纱 等 。 
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预算 定额 的 材料 消耗 量 由 材料 的 净 用 量 和 损耗 量 构成 ， 预 算 定额 材料 消耗 量 的 确定 方 
法 与 施工 定额 中 材料 消耗 量 的 确定 方法 一 样 。 

(3) 机 械 台 班 消耗 量 的 确定 。 

预算 定额 的 机 械 台 班 损耗 量 是 指 在 正常 施工 条 件 下 ， 完 成 定额 单位 分 项 工程 所 必须 消 
耗 的 某 种 型 号 施工 机 械 的 台 班 数量 。 一 般 按 施工 定额 中 的 机 械 台 班 产量 并 考虑 一 定 的 机 械 
幅度 差 进行 计算 。 
机 械 台 班 消耗 量 = 施工 定额 机 械 耗 用 台 班 消耗 量 x(1+ 机 械 幅 度 差 系数 ) (3-19) 

预算 定额 中 的 机 械 幅 度 差 包括 : 施工 技术 原因 引起 的 中 断 及 合理 的 停歇 时 间 ; 因 供电 
供水 故障 及 水 电线 路 移动 、 检 修 而 发 生 的 中 断 及 合理 的 停 吹 时 间 ; 因 气 候 原因 或 机 械 本 身 
故障 引起 的 中 断 时 间 ; 施工 机 械 在 单位 工程 之 间 转 移 所 造成 的 机 械 中 断 时 间 ;， 各 工种 间 的 
工序 搭 接 及 交叉 作业 相互 配合 或 影响 所 发 生 的 机 械 停 吹 时 间 ; 检查 和 隐蔽 工程 验收 工 
作 引 起 的 机 械 中 断 时 间 ， 施 工 中 不 可 避免 的 其 他 零星 的 施工 ea 或 停歇 时 间 。 

4) 预算 定额 基价 的 确定 AS 

预算 定额 基价 由 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 费 组 成 。 


RREA T тің к” 
人 工 费 - . 日 单价 


材料 费 = 乙 (材料 狂 Учинчи 
инй-У А мини 
5) 编制 定额 项 目 表 、 拟定 有 : 说 明 
定额 项 目 表 的 - И 称 ， 竖 向 排列 分 项 工程 的 人 
工 、 材 料 、 机 械 台 班 的 消耗 量 :部 s ЙЕ, ЗЕВСА КН, ШИШ 
进行 调整 换算 。 


бани 


1. 预算 定额 的 组 成 

《浙江 省 市 政工 程 预算 定额 》(2010 版 ) 共 计 8 册 : 第 一 册 《 通 用 项 目 》、 第 二 册 《 道 路 
工程 》 第 三 册 《 桥 涵 工 程 》 第 四 册 《 隧 道 工 程 》、 第 五 册 《 给 水 工程 》 第 六 册 《 排 水 工 
FG). 第 七 册 《 燃 气 与 集中 供 热 工程 》、 第 八 肌 《路 灯 工程 》。 

2. 预算 定额 的 基本 内 容 

预算 定额 一 般 由 目录 ， 总 说 明 ， 册 、 章 说 明 ， 定 额 项 目 表 ， 分 部 分 项 工程 表 头 说 明 ， 
定额 附录 组 成 。 

1) 目录 

目录 主要 用 于 查找 ， 将 总 说 明 、 各 类 工程 的 分 部 分 项 定额 顺序 列 出 并 注 明 页 数 。 

2) 总 说 明 

总 说 明 综 合 说 明了 定额 的 编制 原则 、 指 导 思 想 、 编 制 依据 、 适 用 范围 及 定额 的 作用 ， 
定额 中 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 用 量 的 编制 方法 ， 定 额 采用 的 材料 规格 指标 与 允许 换算 的 原 
则 ， 使 用 定额 时 必须 遵守 的 规则 ， 定 额 在 编制 时 已 经 考虑 和 没有 考虑 的 因素 ， 以 及 有 关 规 
定 、 使 用 方法 。 
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在 使 用 定额 前 ， 应 先 了 解 并 熟悉 这 部 分 内 容 。 

3) 册 、 章 说 明 

册 、 章 说 明 是 对 各 章 、 册 各 分 部 工程 的 本 
系数 的 规定 等 。 

4) 定额 项 目 表 及 分 部 分 项 表 头 说 明 

定额 项 目 表 是 预算 定额 最 重要 的 部 分 ， 每 个 定额 项 目 表 列 有 分 项 工程 的 名 称 、 类 别 、 
规格 、 定 额 的 计量 单位 、 定 额 编号 、 定 额 基价 ， 以 及 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 等 的 消耗 量 指 
标 。 有 些 定额 项 目 表 下 列 有 附注 ， 说 明 设计 与 定额 不 符 时 如 何 调整 ， 以 及 其 他 有 关 事项 的 























点 说 明 ， 包 括 定额 中 允许 换算 的 界限 和 增 减 








说 明 。 

分 部 分 项 表 头 说 明 列 于 定额 项 目 表 的 上 方 ， 说 明 该 分 项 工程 所 包含 的 主要 工序 和 工作 
内 容 。 А 

5) 定额 附录 4 < 





附录 是 定额 的 有 机 组 成 部 分 ， 包 括 机 械 台 班 预算 价 ТРТУ 
及 各 种 材料 名 称 规格 表 等 ， 供 编制 预 算 与 材料 换算 用 
预算 定额 的 内 容 组 成 形式 如 图 3.2 所 示 。 ЗО 
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机 械 台 班 
附注 














图 3.2 预算 定额 的 内 容 组 成 
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市 政工 程 预算 定额 的 应 用 


1. 预算 定额 项 目的 划分 

预算 定额 的 项 目 根据 工程 种 类 、 构 造 性 质 、 施 工 方法 划分 不 同 的 分 部 工程 、 分 项 工程 。 
例如 市 政工 程 预 算 定额 共 分 为 土石 方 工程 、 道 路 工程 、 桥 梁 工 程 、 排 水 工程 等 分 部 工程 
道路 工程 由 路 基 、 基 层 、 面 层 、 平 侧 石 、 人 行道 等 分 项 工程 组 成 ， 沥 青 混凝土 道路 面 层 又 
分 为 粗 粒 式 、 中 粒 式 、 细 粒 式 及 不 同 厚 度 的 子 目 等 。 

2. 预算 定额 项 目 表 

预算 定额 项 目 表 列 有 : 工作 内 容 、 计 量 单位 、 项 目 名 称 、 定 额 编号 、 消 耗 量 、 定 额 基 
价 及 定额 附注 等 内 容 。 

1 工作 内 容 
工作 内 容 是 说 明 完 成 本 节 定 额 的 主要 施工 过 程 
2) 计量 单位 
分 项 工程 都 有 一 EAI EEN MAEM Ж еее 
变化 规律 或 结构 组 合 等 情况 选择 确定 的 。 ее 品 的 长 、 宽 、 高 3 个 度量 都 发 生 
变化 时 ， 采 用 me 或 t 为 计量 单位 ， 当 两 个 М, ЖИ m 为 计量 单位 ， 当 产品 的 
截面 大 小 基本 固定 时 ， 则 用 m 为 计量 单 559. ВЖЕ 3 种 计量 单位 都 不 适宜 时 ， 则 
分 别 采 用 个 、 座 等 自然 计量 单位 。 w Yam ЫИ ч 定额 常 采 用 扩大 计量 单 
位 ， 如 10, 100m 等 。 AAS》 




























































































3) 项 目 名 称 >Я 

项 目 名 称 是 按 构 ( 配 s am 
划分 得 粗 些 。 A 

4) 定额 编号 УУС 


Кене", ИШЛЕ, о зкен. 项 目 套用 是 否 正 确 合 
起 减少 差错 、 提 高 管理 水 平 的 作用 。 定 额 手册 均 用 规定 的 编号 方法 一 二 符号 编号 。 x. 
个 号 码 表示 属 定额 第 几 册 ， 第 二 个 号 码 表示 该 册 中 子 目的 序号 。 两 个 号 码 均 用 阿拉 伯 数 字 























例如 :人 工控 土方 三 类 士 定额 子 目 编号 1-2 
水 泥 混 凝 土路 面 塑 料 膜 养护 定额 子 目 编号 2-207 
5) 消耗 量 











消耗 量 是 指 完成 每 一 分 项 产品 所 需 耗 用 的 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 消耗 的 标准 。 其 中 人 
工 定额 不 分 工种 、 等 级 ， 列 合计 工 数 。 材 料 的 消耗 量 定额 列 有 原材料 、 成 品 、 半 成 品 的 消 
耗 量 。 机 械 定额 有 两 种 表现 形式 ， 单 种 机 械 和 综合 机 械 。 单 种 机 械 的 单价 是 一 种 机 械 的 单 
价 ， 综 合 机 械 的 单价 是 几 种 机 械 的 综合 单价 。 定 额 中 的 次 要 材料 和 次 要 机 械 用 其 他 材料 费 
和 其 他 机 械 费 表示 。 

6) 定额 基价 

定额 基价 是 指定 额 的 基准 价格 ， 一 般 是 省 的 代表 性 价格 ， 实 行 全 省 统一 基价 ， 是 地 
调价 和 动态 管理 调价 的 基数 。 





























区 
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定额 基价 = 人 工 费 + 材料 费 + 机 械 费 (3-20) 
人 工 费 = 人 工 综合 工 日 x* 人 工 单价 (3-21) 
材料 费 = 也 (材料 消耗 量 x 材 料 单价 ) (3-22) 
机 械 费 =2( 机 械 台 班 消耗 量 x 机 械 台 班 单价 ) (3-23) 


7) 定额 附注 
定额 附注 是 对 某 一 分 项 定额 的 制定 依据 、 使 用 方法 及 调整 换算 等 所 做 的 说 明和 规定 。 


А 特别 提示 


其 他 材料 费 ， АК .300m ; 机 械 消耗 量 包括 混凝土 搅拌 机 、 平板 
式 混凝土 振 捣 器 ， 插 入 式 混凝土 
жен 


预算 定额 项 目 表 下 方 的 附注 通常 与 定额 的 换算 套用 有 关 ， 故 需 特别 注意 . 


例如 ， 水 泥 混 凝 土路 面 ( 抗 折 强 度 4.0MPa、 厚 20cm) 这 个 定额 项 目的 预算 定额 表 如 下 。 
а) TERR: 放样 、 混 凝 土 纵 缝 涂 沥 表 油 、 拌 和 、 х ki 抹 光 或 拉毛 。 

(2) 计量 单位 ，100m?。 
(3) 项 目 名 称 : 20cm 厚 水 泥 混凝土 路 面 ( 抗 折 кта 现 拌 )。 
(4) 定额 编号 : 2-193, 

(5) 基价 : 5 571 元 。 

(6) 消耗 量 : РИ Ы2 х 材料 消耗 量 包 括 抗 拆 混 凝 土 、 水 及 

















水 泥 混 凝 土 ҳа ДК, 其 中 混凝土 搅拌 机 的 消 
为 0.743 台 班 。 зи, 
Ж ХА 


А 特别 提示 x 


机 械 费 及 基价 。 


注意 《浙江 省 жыган» соо) жээ 目 表 中 小 数 点 的 有 效 位 数 。 
(1) АТМ 3 位 小 数 . 

(2) 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 费 : 小 数 点 后 保留 2 位 小 数 。 

(3) 定额 基价 : жан. 


3. 预算 定额 的 查阅 

(1) 按 分 部 一 定额 节 一 定额 表 一 项 目的 顺序 找到 所 需 项 目 名 称 ， 并 从 上 向 下 目 视 。 
(2) 在 定额 表 中 找 出 所 需 人 工 、 材 料 、 机 械 名 称 ， 并 自 左 向 右 目 视 。 

(3) 两 视线 交点 的 数量 ， 即 为 所 查 数值 。 
4. 预算 定额 的 应 用 
预算 定额 的 应 用 主要 包括 预算 定额 的 套用 、 换 算 和 补充 。 
1) 预算 定额 的 套用 
套用 预算 定额 包括 直接 使 用 定额 中 的 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 用 量 ， 人 工 费 、 材 料 费 、 




























































































在 套用 预算 定额 时 ， 应 根据 施工 图 或 标准 图 及 相关 设计 说 明 ， 选 择 预算 定额 项 目 ， 对 
































每 个 分 项 工程 的 工作 内 容 、 技 术 特 征 、 施 工 方法 等 进行 核对 ， 确 定 与 之 相对 应 的 预算 定额 








项 目 。 
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预算 定额 的 套用 方式 主要 有 : 直接 套用 、 合 并 套用 、 换 算 套 用 。 
(1) 直接 套用 。 
当 分 项 工程 的 设计 内 容 与 预算 定额 的 项 目 工作 内 容 完全 一 致 时 ， 可 以 直接 套用 定额 。 











当 分 项 工程 的 设计 内 容 与 预算 定额 的 项 目 工作 内 容 不 一 致 时 ， 如 定额 规定 不 允许 换算 和 调 
整 的 ， 也 应 直接 套用 定额 。 

【 例 3-3】 人 工控 一 、 二 类 土方 1 000m”， 试 确定 套用 的 定额 子 目 编号 、 基 价 、 人 工 工 
日 消耗 量 及 所 需 人 工 工 日 的 数量 。 

【 解 】 人 工 挖 土方 套用 的 定额 子 目 编号 为 [1-1]， 定 额 计量 单位 为 100m 。 

基价 =371( 元 /100m) 
人 工 工 日 消耗 量 =9.280( 工 日 /100m;) 

工程 数量 =1 000/100=10(100m°) 入 

所 需 人 工 工 日 数量 =10x9.280=92.8( K 
М 














о) 合并 套用 。 < 

СИН SUPER АЫ DARAS TIEA BEAS, WA 
合并 套用 定额 。 N 
[MSAN ATEA, аж т. AAEE 的 定额 子 目 编号 、 基 价 及 人 工 工 日 消 








HE. Р 
ЕТЕ я 
Æ fft=533+115=648(2:/100m5) x 
AIIE HH p=J3.320F2.880-16200(: Об ) 
о) 换算 套用 。 XK KL 


TRSAT A ESE TENAR EAE, 不 能 直接 套用 定额 
ТОЛЕ ЖӨЕ RUTAR, I ARETE, ЕРІНІ 
ИНОЕ, RIVET 号 后 加 注 “ 换 ”或 加 注 “H”， 以 示 区 别 。 

2) 预算 定 括 的 换算 

预算 定额 的 换算 主要 有 系数 换算 、 强 度 换算 、 材 料 换算 、 厚 度 换算 等 。 

0) 系数 换算 。 

此 类 换算 是 根据 预算 定额 的 说 明 (总 说 明 、 章 说 明 等 )、 定 额 附注 规定 ， 对 定额 基价 或 
其 中 的 人 工 消耗 量 、 材 料 消耗 量 、 机 械 消耗 量 乘 以 规定 的 换算 系数 ， 从 而 得 到 新 的 定额 基 
价 。 

















换算 后 的 基价 = 原 定额 基价 + 学 调整 部 分 金额 x( 调 整 系数 -1) (3-24) 
【 例 3-5】 人 工控 沟 楼 土方 ， 三 类 温 土 ， 深 2m。 试 确定 套用 的 定额 子 目 、 基 价 及 人 工 
工 日 消耗 量 。 
【 解 】 根 据 《浙江 省 市 政工 程 预算 定额 》(2010 版 ) 第 一 册 第 一 章 土石 方 工程 的 章 说 明 第 
ЕЖ: 挖 运 湿 土 时 ， 人 工 (消耗 量 ) 应 乘 以 系数 1.18， 定 额 套用 时 需 进 行 换算 。 
人 工控 沟 槽 湿 土 (三 类 土 、 挖 深 2m 内 ) 套 用 定额 子 目 : [1-8]H 
调整 后 的 人 工 工 日 消耗 量 =33.920x1.18 = 40.026( 工 日 ) 
换算 后 的 基价 =40.026x40 = 1 601( 元 /100m3) 
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或 换算 后 的 基价 =1 357+1 356.80x(1.18-1) = 1 601( 元 /100m3) 
(2) 强度 换算 。 
当 预 算 定额 项 目 中 混凝土 或 砂浆 的 强度 等 级 与 施工 图 设计 要 求 不 同时 ， 定 额 规定 可 以 
换算 。 
换算 时 ， 先 查找 两 种 不 同 强度 等 级 的 混凝土 或 砂浆 的 预算 单价 并 计算 出 其 价差 ， 再 查 
找 定额 中 该 分 项 工程 的 定额 基价 及 混凝土 或 砂浆 的 定额 消耗 量 ， 最 后 进行 调整 ， 计 算出 换 
算 后 的 定额 基价 。 
换算 后 的 基价 = 原 定 额 基 价 +( 换 入 单价 - 换 出 单价 )x 混 凝 土 或 砂浆 的 定额 消耗 量 (3-25) 
1013-61 茶 浆 砌 料 石 桥 台 ,采用 M10 水 泥 砂浆 砌 筑 ， 试 确定 套用 的 定额 子 目 、 基 价 。 
【 解 】 定 额 子 目 : [3-156]H 
定额 中 用 M7.5 水 泥 砂 浆 ， 而 设计 要 求 用 M10 ста 
М7.5 水 泥 砂浆 单价 =168.17( 元 /m)，M10 ЖЖ AA 77( 元 /m) 
水 泥 砂 浆 的 定额 消耗 量 =0.920m 
换算 后 基价 =3 098+(174.77-168.17)x0.920 = x: ) 
【 例 3-71 某 排 水 管道 的 钢 凶 混凝土 平 基 ， Rat C20(40) 混 凝 土 ， 试 确定 其 套 
用 的 定额 子 目 、 基 价 。 
【 解 】 定 额 子 目 : [6-276]H z K> 
定额 中 用 现 浇 现 拌 C15(40) 混 凝 主 ;而 设计 要 求 用 现 涪 现 拌 C20(40) 混 凝 土 
C15(40) 混 凝 土 单价 了 183225( 元 /mm )， "Y ЫЙ 192.94( 元 /m) 
Сож NAE- 10.150m° 
换算 后 基价 =2843f(192.94-183.25)x10,1 о 
(3) MEHR r о N 
当 预 算 定额 ИҢ MED. 品种 与 ен 要 求 不 同时 ， 定 额 规定 可 以 换算 。 
换算 时 ， L: 两 种 不 同 规格 、 品 种 的 科 料 单价 并 计算 出 其 价差 ， 再 查找 定额 中 该 分 
项 工程 的 定额 基价 及 该 材料 的 定额 消耗 量 ， 最 后 进行 调整 、 计 算出 换算 后 的 定额 基价 。 
换算 后 的 基价 = 原 定额 基价 +( 换 入 单价 - 换 出 单价 )x 材 料 的 定额 消耗 量 (3-26) 
【 例 3-8] 某 道 路 工程 采用 花岗岩 人 行道 板 ， 下 铺 2cmM7.5 水 泥 砂浆 卧底 ， 花 岗 岩 人 
行道 板 的 单价 为 66 元 /m2z， 试 确定 人 行道 板 铺设 套用 的 定额 子 目 、 基 价 。 
【 解 】 定 额 子 目 : [2-215]H 
定额 中 采用 的 人 行道 板 单价 为 20 元 /m?。 
人 行道 板 的 定额 消耗 量 =103.000m? 
换算 后 基价 =3 346+(66-20)х103.000 = 8 084( 元 /100m”) 
(4) 厚度 换算 。 
当 预 算 定额 项 目 中 的 厚度 与 施工 图 设计 要 求 不 同时 ， 可 以 依据 预算 定额 的 说 明 或 附注 
进行 调整 换算 ， 并 计算 出 换算 后 的 基价 。 
【 例 3-9] 某 道 路 工程 采用 250mmx250mmx50mm 的 预制 人 行道 板 ， 下 铺 3cmM7.5 水 
泥 砂浆 卧底 ， 试 确定 人 行道 板 铺设 套用 的 定额 子 目 、 基 价 。 
【 解 】 定 额 子 目 : [2-215]H 
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定额 中 采用 2cmM7.5 KRDK, HRA 3cmM7.5 水 泥 砂 浆 。 

根据 《浙江 省 市 政工 程 预 算 定额 》(2010 版 ) 第 二 册 第 四 章 人 行道 及 其 他 的 章 说 明 第 三 
条 : 各 类 垫 层 厚 度 、 配 合 比如 与 设计 不 同时 ， 材 料 、 搅 拌 机 械 应 进行 调整 ( 按 厚度 比例 )， 
人 工 不 变 ， 定 额 套用 时 需 进行 换算 。 

定额 中 水 泥 砂浆 的 消耗 量 =2.120m2 

调整 后 水 泥 砂 桨 的 消耗 量 =2.120x=3.180(m) 

定额 中 灰 浆 搅拌 机 的 消耗 量 =0.350 6 ЗЕ 

调整 三 友 娄 搅拌 机 的 消耗 量 -0.350x3 -0.525(@ Ж) 


换算 后 基价 =3 346+(3.180-2.120)x168.17+(0.525-0.350)x58.57 = 3 535( 元 /100m2) 


АЎ 特别 提示 x 


Хх 
当 预 算 定额 项 目 en 采用 内 插 法 进行 换算 套用 ， 
如 道路 底 基 层 的 设计 厚度 与 定额 不 同时 ， TS 法 进行 定额 基价 的 调整 换算 。 
Ж 





当 预 算 定额 项 目 中 的 厚度 与 施工 图 设计 时 ， 也 可 以 利用 每 增 ( 减 ) 子 目 进行 定 
人 额 基价 的 调整 换算 。 


(5) 其 他 换算 。 <S _ 
除了 上 述 几 种 换算 外 ， 若 施工 汽 法 三 预算 定额 中 分 项 基 程 的 常规 施工 方法 不 一致 时 ， 
需要 进行 调整 换算 。 如 тү ТИЕ 010 版) 总 说 明 第 十 一 条 规定 ， 本 定 
额 中 现 浇 混 凝 土 项 目 分 现 择 混凝土 、 商 品 混凝土 。 册 品 混凝土 定额 已 按 结 构 部 位 取 泵 送 或 
о ЭУ SEDAR EN REESE AT, WUT, 
з E O r 1.35， 并 增加 相应 普通 混 

















ЖЕРЕН ЕҢ 到 葵 机 械 的 含量 。@ 非 泵 送 商品 混凝土 调整 为 泵 送 商 品 混凝土 ， 定 额 人 工 
乘 以 系数 0.75， 并 扣除 定额 子 目 中 垂直 运输 机 械 的 含量 。 

[9] 3-10] 某 桥梁 承 台 ， 混 凝 土 强度 等 级 为 C20， 施 工时 采用 非 系 送 商品 混凝土 ， 试 
确定 套用 的 定额 子 目 、 基 价 。 

【 解 】 定 额 子 目 : [3-216]H 

定额 中 采用 C20 泵 送 商 品 混凝土 ， 施 工时 采用 C20 非 泵 送 商品 混凝土 。 

C20 泵 送 商品 混凝土 的 单价 =299 元 /m*，C20 非 泵 送 商 品 混凝土 的 单价 =285 лш. 

C20 泵 送 商 品 混凝土 的 定额 消耗 量 =10.150m。 

定额 的 人 工 消耗 量 =2.650 工 日 ， 定 额 人 工 乘 以 系数 1.35. 

相应 普通 混凝土 子 目 为 [3-215], 其 中 垂直 运输 机 械 为 履带 式 电动 起 重 机 (5t), 其 消耗 量 
=0.550 台 班 ， 台 班 单价 为 144.71 ZÚ. 

换算 后 基价 =3 182+(285-299)x10.150+113.95x(1.35-1)+144.71x0.550 

=3 251( 元 /10m3) 
3) 预算 定额 的 补充 
当 分 项 工程 的 设计 要 求 与 定额 条 件 完全 不 相符 时 ， 或 者 由 于 设计 采用 新 结构 、 新 材料 
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及 新 工艺 施工 方法 ， 在 预算 定额 中 没有 这 类 项 目 ， 属 于 定额 缺 项 时 ， 可 编制 补充 预 
算 定额 。 


3.4.1 








结构 构件 所 需 消耗 的 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 的 


概算 定额 是 在 预算 定额 的 基础 上 ， 确 定 完成 合格 前 从 六 大 分 部 分 项 工程 或 扩 
， 概 算 定 额 又 称 为 扩大 结 
Hi R 


(1) 概算 定额 是 预算 定额 扩大 。 概算 定额 将 预算 定额 中 有 一 定 联系 的 若 
ЕРГЕН БЕГІН ЖЫ e 定额 子 目 。 

如 “ 现 浇 钢筋 混 “е 算 项 目 ， 除 巴 бел 混凝土 浇筑 这 个 预算 定额 的 
分 项 工程 内 容 外 改 还 模板 的 制作 、 ке 钢筋 的 制作 安装 ， 以 及 抹 灰 、 
k MAA 工程 内 容 。 


(2) ХОЛ KEER, 基本 使 用 方法 上 是 相近 的 。 
建 ( 构 ) 筑 物 的 结 部 分 项 工程 为 单位 表示 的 ， 内 容 也 包括 人 
`L 机 械 使 用 量 三 个 基本 部 分 。 


3.4.3 














(1) 概算 定额 是 初步 设计 阶段 编制 设计 概算 、 扩 大 初步 设计 阶段 编制 修正 设计 概 
算 的 主要 依据 。 

(2) 概算 定额 是 对 设计 项 目 进行 技术 经 济 分 析 比 较 的 基础 资料 之 一 。 

(3) 概算 定额 是 建设 工程 项 目 编制 主要 材料 计划 的 依据 。 

(4) 概算 定额 是 编制 概算 指标 的 依据 。 


(1) 应 贯彻 社会 平均 水 平 的 原则 , 应 符合 价值 规律 、 反 映 现 阶段 的 社会 生产 力 平 
均 水 平 。 概 算 定额 与 预算 定额 水 平 之 间 应 保留 必要 的 幅度 差 ， 应 留 有 5% 的 定额 水 
差 ， 以 使 得 设计 概算 能 真正 地 起 到 控制 施工 图 预算 的 作用 。 
































Ӛз Баал 

















(2) 应 有 一 定 的 深度 且 简 明 适 
算 定 额 结构 形式 务必 简化 、 准 确 、 
(3) 应 保证 其 严密 性 、 准 确 性 。 
扩大 ， 在 合并 中 不 得 遗漏 或 增 减 项 目 


概算 定额 的 编制 步骤 
概算 定额 的 编制 一 般 分 3 个 阶 











。 概 算 定额 的 项 目 划分 应 简明 、 齐 全 、 便 于 计算 ， 概 
适用 。 

概算 定额 的 内 容 和 深度 是 以 预算 定额 为 基础 的 综合 和 
， 以 保证 其 严密 性 和 准确 性 。 





段 进 行 。 


(1) 准备 阶段 。 主 要 工作 是 确定 编制 机 构 和 人 员 组 成 ， 进行 调查 研究 ， 了 解 现行 概算 


定额 执行 情况 和 存在 的 问题 ， 明 确 


编制 的 目的 ; 制定 编制 方案 ; 确定 概算 定额 的 项 目 。 





(2) 编制 初稿 阶段 。 te алт їн. имоя 


整理 各 种 编制 依据 ， 对 各 种 资料 进行 深入 细致 的 测算 和 分 析 y 


的 消耗 量 指标 ， 编 制 概算 定额 初稿 。 





材料 、 机 械 台 


(3) 审查 定稿 阶段 。 主 要 工作 是 测算 概算 定额 的 


算 定额 以 及 现行 预算 定额 之 间 的 定 
以 内 的 幅度 差 。 

测算 的 方法 既 要 分 项 进行 测算 ， 
较 后 ， 可 报 送 国家 授权 机 关 审 批 。 


概算 定额 的 组 成 内 容 


概算 定额 的 内 容 基本 六 由 文字 
и. 括 总 说 明和 




















分 部 工 В ИЕ 


使 用 范围 、 х 和 作用 、 应 
综合 工作 内 容 以 个 部 工程 的 工程 量 


та qa 
:人 额 水 平 差 ， "ç 平 与 预算 定额 水 平 之 间 应 有 5% 


а Г an, 概算 定额 经 测算 比 


NA 
2 


说 明 、 анин :部 分 组 成 。 


依据 、 
遵守 的 ЖШ. 分 部 工程 说 明 主 要 曾 述 分 部 工程 包括 的 
计算 规则 等 。 








(2) 定额 项 目 表 。 由 若干 分 节 定额 组 成 ， 是 概算 定额 的 主要 内 容 。 各 节 定 额 由 工程 内 
容 、 定 额 表 、 附 注 说 明 组 成 。 定 额 表 中 列 有 定额 编号 、 计 量 单位 、 概 算 基 价 、 人 工 、 材 料 、 





机 械 台 班 的 消耗 量 指标 。 











(3) 附录 。 包 括 各 种 附 表 ， 如 土 类 分 级 表 等 。 


企业 定额 的 概念 





企业 定额 是 指 建筑 安装 企业 根据 本 企业 的 技术 水 平和 管理 水 平 ， 自 行 编制 确定 的 完成 


单位 合格 产品 所 必需 的 人 工 、 材 料 、 








机 械 台 班 以 及 其 他 生产 经 营 要 素 消 耗 的 数量 标准 
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企业 定额 是 建筑 安装 企业 的 生产 力 水 平 的 反映 ， 只 限于 本 企业 内 部 使 用 ， 是 供 企业 内 
部 进行 经 营 管理 、 成 本 核算 和 投标 报价 的 企业 内 部 文件 。 


(1) 企业 定额 是 施工 企业 进行 工程 投标 ， 编 制 工程 投标 报价 的 依据 。 

(2) 企业 定额 是 编制 施工 预算 ， 加 强 企业 成 本 管理 的 基础 。 

(3) 企业 定额 是 企业 计划 管理 和 编制 施工 组 织 设计 的 依据 。 

(4) 企业 定额 是 计算 劳动 报酬 、 实 行 按 劳 分 配 的 依据 ， 也 是 企业 激励 工人 的 条 件 。 
(5) 企业 定额 是 推广 先进 技术 的 必要 手段 。 

(6) 企业 定额 是 编制 预算 定额 和 补充 单位 估价 表 的 基础 。 ;去 






























1. 平均 先进 原则 Ж® 
паевые. 
过 努力 


平均 先进 水 平 是 在 正常 的 施工 条 件 下 > 可 以 达到 或 超出 的 平均 水 平 。 平 均 
先进 性 考虑 了 先进 企业 、 先 进 生产 者 六 平 ， 特 别 是 实践 证 明 行 之 有 效 的 改革 施工 
工艺 、 改 革 操 作 方 法 、 REMER 织 等 方面 所 取得 的 技术 成 果 ， 以 及 综合 确定 的 平 





均 先 进 数值 。 „% 
2. 简明 适用 性 原则 
企业 定额 结 ш 要 通俗 易 慌 ， 计 算 方法 要 简便 ， 易 
于 掌握 运用 ， 具 应 性 ， 能 在 满足 各 种 需要 。 
3. 独立 ДІ 


企业 应 自 ШЕ. за а, 根据 需要 自主 确定 新 增 定额 项 目 ， 同 
时 要 注意 对 国家 、 地 区 及 有 关 部 门 编制 的 定额 的 继承 性 。 

4. 动态 管理 原则 

企业 定额 是 一 定时 期 内 企业 生产 力 水 平 的 反映 ， 在 一 段 时 间 内 是 相对 稳定 的 ， 但 这 种 
稳定 有 时 效 性 ， 当 其 不 青 适应 市 场 竞 争 时 ， 就 需要 重新 进行 修订 。 


1. 制订 《企业 定额 编制 计划 书 》 

《企业 定额 编制 计划 书 》 一 般 包 含 以 下 内 容 。 

1) 企业 定额 编制 的 目的 

企业 定额 编制 的 目的 一 定 要 明确 ， 因 为 编制 目的 决定 了 企业 定额 的 适用 性 ， 同 时 也 决 
定 了 企业 定额 的 表现 形式 。 例 如 ， 企 业 定额 的 编制 如 果 是 为 了 控制 工 耗 和 计算 工人 劳动 报 
酬 ， 应 采取 劳动 定额 的 形式 ;如果 是 为 了 企业 进行 工程 成 本 核算 ， 以 及 为 企业 走向 市 场 、 
参与 投标 报价 提供 依据 ， 则 应 采用 施工 定额 或 定额 估价 表 的 形式 。 
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2) 企业 定额 水 平 的 确定 原则 

企业 定额 水 平 的 确定 ， 是 企业 定额 能 否 实现 编制 目的 的 关键 。 如 果 定 额 水 平 过 高 ， 背 
离 企业 现 有 水 平 ， 使 定额 在 实施 过 程 中 ， 企 业内 多 数 施工 队 、 班 组 、 工 人 通过 努力 仍然 达 
不 到 定额 水 平 , 不 仅 不 利于 定额 在 本 企业 内 推行 , 还 会 影响 管理 者 和 劳动 者 双方 的 积极 性 ; 
如 果 定 额 水 平 过 低 ， 不 但 起 不 到 鼓励 先进 和 督促 落后 的 作用 ， 而 且 也 不 利于 对 项 目 成 本 进 
行 核算 和 企业 参与 市 场 竞争 。 因 此 ， 在 编制 计划 书 时 ， 必 须 合 理 确定 定额 水 平 。 

3) 确定 编制 方法 和 定额 形式 

定额 的 编制 方法 很 多 ， 对 不 同形 式 的 定额 其 编制 方法 也 不 相同 。 例 如 ， 劳 动 定 额 的 编 
制 方法 有 技术 测定 法 、 统 计 分 析 法 、 类 比 推算 法 、 经 验 估算 法 等 ， 材 料 消耗 定额 的 编制 方 
法 有 观察 法 、 实 验 法 、 统 计 法 等 。 因 此 ， 定 额 编制 究竟 采取 哪 种 方法 应 根据 具体 情况 而 定 。 
企业 定额 编制 通常 采用 的 方法 有 两 种 : en 

4) 成 立 企业 定额 编制 机 构 

企业 定额 的 编制 工作 是 一 个 系统 工程 ， 需 要 一 批 高 52) 业 人 才 在 一 个 高 效率 的 
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БЕ 


织 机 构 统 - -指挥 下 协调 工作 。 因 此 ， 在 定额 编制 工作 ， 必 须 设置 一 个 专门 的 机 构 ， 

配置 一 批 专业 人 员 。 v 

5) 明确 应 搜集 的 数据 和 资料 А 

定额 在 Бах аж 法 规 、 标 准 、 规 程 、 规 范文 件 、 
须 








规定 等 ， 这 些 资料 都 是 定额 编制 的 人 ， 在 编制 计划 书 时 ， 要 制定 一 份 按 门类 划分 
的 资料 明细 表 。 在 明细 表 中 ， қ 必须 采用 的 法 律 、 法 般 、、 标 准 、 规 程 、 规 范 资料 外 
应 根据 企业 自身 的 特点 ， 选 择 全 些 能 够 适合 Paene i 

6) 确定 编制 期 限 和 进度 计划 
定额 是 有 时 效 性 的 ， 所 以 应 确定 -- ma 既 有 利于 编制 工作 
б, ЕОс. 7 

2. 搜集 资料》 进行 分 析 、 测 算 和 研究 

搜集 的 资料 应 包括 以 下 几 个 方面 。 

(1) 现行 定额 ， 包 括 基础 定额 和 预算 定额 。 

D 国家 现行 的 法 律 、 法 规 、 经 济 政策 和 劳动 制度 等 与 工程 建设 有 关 的 各 种 文件 。 

(з) 有 关 建筑 安装 工程 的 设计 规范 、 施 工 及 验收 规范 、 工 程 质量 检验 评定 标准 和 安全 
操作 规程 。 
(4) 现行 的 全 国 通用 建筑 标准 设计 图 集 、 安 装 工程 标准 安装 图 集 、 定 型 设计 图 纸 、 有 
代表 性 的 设计 图 纸 、 地 方 建筑 配件 通用 图 集 和 地 方 结构 构件 通用 图 集 ， 并 根据 上 述 资料 计 
算 工程 量 ， 作 为 编制 定额 的 依据 。 

(5) 有 关 建筑 安装 工程 的 科学 试验 、 技 术 测定 和 经 济 分 析 数 据 。 

(6) 高 新 技术 、 新 型 结构 、 新 研制 的 建筑 材料 和 新 的 施工 方法 等。 

(7) 现行 人 工 工资 标准 和 地 方 材料 预算 价格 。 

(8) 现行 机 械 效 率 、 寿 命 周期 和 价格 ， 以 及 机 械 台 班 租赁 价格 行情 。 

(9) 本 企业 近 几 年 各 工程 项 目的 财务 报表 、 公 司 财务 总 报表 ， 以 及 历年 收集 的 各 类 经 
济 数据 。 
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(10) 本 企业 近 几 年 各 工程 项 目的 施工 组 织 设计 、 施 工 方案 ， 以 及 工程 结算 资料 。 

(11) 本 企业 近 几 年 发 布 的 合理 化 建议 和 技术 成 果 。 

(12) 本 企业 目前 拥有 的 机 械 设 备 状况 和 材料 库存 状况 。 

(13) 本 企业 目前 工人 技术 素质 、 构 成 比例 、 家 庭 状况 和 收入 水 平 。 

资料 收集 后 ， 要 对 上 述 资料 进行 分 类 整理 、 分 析 、 对 比 、 研 究 和 综合 测算 ， 提 取 可 供 
使 用 的 各 种 技术 数据 。 内 容 包括 : 企业 整体 水 平 与 定额 水 平 的 差异 ， 现 行 法律 、 法 规 以 及 
规程 、 规 范 对 定额 的 影响 ， 新 材料 、 新 技术 对 定额 水 平 的 影响 等 。 

3. 拟定 编制 企业 定额 的 工作 方案 与 计划 

(1) 根据 编制 目的 ， 确 定 企业 定额 的 内 容 及 专业 划分 。 

(2) 确定 企业 定额 的 册 、 章 、 节 的 划分 和 内 容 框 架 。 





























(3) 确定 企业 定额 的 结构 形式 及 步 距 划 分 原则 。 入 
(4) 具体 参 编 人 员 的 工作 内 容 、 职 责 、 要 求 。 K 
4. 企业 定额 初稿 的 编制 S 


D 确定 企业 定额 的 项 目 及 其 内 容 

a 
容 简明 适用 、 形 式 结构 合理 、 步 距 划分 合 将 一 个 单位 工程 按 工程 性 质 划分 为 
若干 个 分 部 工程 ， 如 市 政道 路 专业 的 > 道路 基层 、 道 路 面 层 、 人 行道 及 其 他 等 。 
然后 将 分 部 工程 划分 为 车 二 个 分 项 相交 道路 基 ятка. 石灰 粉 煤 
ЭТА. байи, SERIE, : 等 分 项 工程 。 
ил, ПАТЕНТ ВАН с ы. 步 距 参 
НИЕ ЖЕ ЕКИН, ЖИ ОТИТ 
明 扼 要 的 说 明 。 

















2) на 单位 ЖЫ, 
分 项 ] 位 的 确定 一 定 要 合理 ， [ 训 根 据 分 项 工程 的 特点 ， 本 着 准确 、 贴 切 、 方 
z h 

3) 确定 企业 定额 指标 

确定 企业 定额 指标 是 企业 定额 编制 的 重点 和 难点 。 企 业 定额 指标 的 编制 ， 应 根据 企业 
采用 的 施工 方法 、 新 材料 的 蔡 代 以 及 机 械 设备 的 装备 和 管理 模式 ， 结 合 搜集 整理 的 各 类 基 
础 资料 进行 确定 。 确 定 企业 定额 指标 包括 确定 人 工 消耗 指标 、 确 定 材料 消耗 指标 、 确 定 机 
械 台 班 消耗 指标 等 。 

4) 编制 企业 定额 项 目 表 

定额 项 目 表 是 企业 定额 的 主体 部 分 ， 由 表 头 和 人 工 栏 、 材 料 栏 、 机 械 栏 组 成 。 表 头 部 
分 表述 各 分 项 工程 的 结构 形式 、 材 料 规格 、 施 工 做 法 等 ， 人 工 栏 是 以 工种 表示 的 消耗 工 日 
数 及 合计 ， 材 料 栏 是 按 消耗 的 主要 材料 和 辅助 材料 依 主 次 顺序 分 列 出 的 消耗 量 ， 机 械 栏 是 
按 机 械 种 类 和 规格 型 号 分 列 出 的 机 械 台 班 耗 用 量 。 

5) 企业 定额 的 项 目 编排 

定额 项 目 表 中 ， 大 部 分 是 以 分 部 工程 为 章 ， 把 单位 工程 中 性 质 相近 、 材 料 大 致 相同 的 
施工 对 象 编排 在 一 起 。 每 章 再 根据 工程 内 容 、 施 工 方法 和 使 用 的 材料 类 别 的 不 同 ， 分 成 若 
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干 个 节 ( 即 分 项 工程 )。 在 每 节 中 ， 根 据 施工 要 求 、 材 料 类 别 和 机 械 设 备 型 号 的 不 同 ， 细 分 
成 不 同 子 目 。 

6) 企业 定额 相关 项 目 说 明 的 编制 

企业 定额 相关 的 说 明 包 括 : 前 言 、 总 说 明 、 目 录 、 分 部 (或 分 章 ) 说 明 、 工 程 量 计算 规 
则 、 分 项 工程 工作 内 容 等 。 

т) 企业 定额 估价 表 的 编制 

企业 根据 投标 报价 工作 的 需要 ， 可 以 编制 企业 定额 估价 表 。 企业 定额 估价 表 是 在 人 工 、 
材料 、 机 械 台 班 3 项 消耗 量 的 企业 定额 的 基础 上 ， 用 货币 形式 表达 每 个 分 项 工程 及 其 子 目 
的 定额 单位 估价 计算 表格 。 
企业 定额 估价 表 的 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 单价 是 通过 市 场 调查 ， 结 合 国家 有 关 法 律 文 
件 及 规定 ， 按 照 企业 自身 的 特点 来 确定 的 。 入 

5. 评审 、 修 改 及 组 织 实施 企业 定额 ҒА? 

ЖИЛЕТ. CAESA, EWE ENG, НИНЕ 
以 及 存在 的 缺陷 进行 综合 评估 ， 并 根据 评审 结果 对 定额 进行 修正 ， 最 后 定稿 、 刊 发 并 组 


织 实施 。 55- 


ху | >< 
. ARRI YN „ЭР 
2， 按 定额 反映 的 生产 因素 》 建 设 工程 定额 可 以 分 为 哪 几 种 ? 
3， 按 编制 程序 和 用 进 ， 建设 工 程 定额 可 以 次 为 铸 几 种 ? 
4， 什 么 是 施工 十 额 ? 什么 是 劳动 定 轿 只 它 表现 形式 可 以 分 为 哪 两 种 ? 
5 
6. 
























































.什么 及 预算 定额 ? 预算 定额 与 施工 定 统 有 什么 区 别 ? 
. 预算 定额 中 的 人 工 工 日 消耗 量 由 哪 两 部 分 组 成 ? 什么 是 基本 用 工 ? 其 他 用 工 包 括 什 
? 什么 是 人 工 幅 度 差 ? 
7， 预 算 定 额 的 材料 消耗 量 包 括 哪 两 部 分 ? 预算 定额 中 的 材料 分 成 哪 4 类? 
8 预算 定 额 中 的 机 械 幅 度 差 包 括 哪些 内 容 ? 
9. 预算 定额 有 哪些 组 成 内 容 ? 
10. 预算 定额 表 由 哪 几 部 分 组 成 ? 
П. 根据 《浙江 省 市 政工 程 预算 定额 》(2010 版 )， 试 确定 [1-323] 定 额 子 目 中 人 工 的 消 
耗 量 、 轻 型 井 点 井 管 办 40、 胶 管 力 50 的 消耗 量 、 污 水 泵 G100 的 消耗 量 。 
12. 定额 项 目 表 中 的 人 工 费 是 如 何 计算 的 ? 材料 费 是 如 何 计算 的 ? 机械 使 用 费 是 如 何 
计算 的 ? 
13. 定额 项 目 表 中 的 基价 是 如 何 计算 的 ? 
4. 预算 定额 的 套用 有 哪 几 种 基本 方式 方法 ? 
5. 什么 是 概算 定额 ? 概算 定额 与 预算 定额 有 什么 区 别 ? 
16. 什么 是 企业 定额 ? 企业 定额 与 预算 定额 有 什么 不 同 ? 
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市 政工 程 定额 计价 模式 
下 的 计量 与 计价 








1. 预算 定额 总 说 
2. 通用 项 目 工 
3. “е 


29 
іш, 


则 、 计 算 方 法 。 
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某 工程 雨水 管道 平面 图 、 管 道 基础 图 如 下 ， 管 道 采用 钢筋 混凝土 管 ， 基 础 采用 钢筋 混 
凝 土 条 形 基础 ， 管 道 沟 模 开 挖 采用 挖 握 机 在 沟 档 边 挖 土 ， 土 质 为 三 类 土 。 计 算 这 段 管道 沟 
楼 开 挖 的 总 土方 量 ， 并 确定 套用 的 定额 子 目 及 其 基价 。 在 管道 沟 槽 开 挖 土方 计算 时 应 注意 
什么 ? 定额 套用 时 要 注意 什么 ? 
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(D《 浙 江 省 市 政工 程 预算 定额 》(2010 版 )( 以 下 简称 本 定额 ) 共 分 8 册 ， 包括 第 一 册 《 通 
项 目 》、 第 二 册 《 道 路 工程 》、 第 三 册 《 桥 涵 工 程 》 ЖЖ (ЮН ТЖ. ЖА ( АЖ 
工程 六 第 六 册 《 排 水 工程 》、 第 七 册 《 燃 气 与 集中 供 热 工程 》、 第 八 册 《路 灯 工 程 》。 
(2) 全 部 使 用 国有 资金 或 国有 资金 为 主 的 工程 建设 项 目 , 编制 招标 控制 价 应 执行 本 定额 。 
(3) 本 定额 人 工 按 用 工 的 技术 含量 综合 为 一 类 人 工 、 二 类 人 工 ， 其 内 容 包 括 基 本 用 工 、 
馈 运 距 用 工 、 人 工 幅 度 差 和 辅助 用 工 。 其 中 土石 方 工程 人 工 为 一 类 人 工 ， 单 价 为 40 元 / 工 
日 ， 其 余 为 二 类 人 工 ， 单 价 为 43 元 / 工 日 。 

(4) 本 定额 中 的 材料 消耗 包括 主要 材料 、 辅 助 材料 ， 材 料 消耗 已 计 入 相应 的 损耗 ， 包 
舌 : 现场 运输 损耗 (从 工地 仓库 、 现 场 集 中 堆放 点 或 现场 加 工 点 到 操作 地 点 或 安装 点 的 现场 
运输 过 程 中 的 损耗 )、 施 工 操作 损耗 、 施 工 现场 堆放 损耗 。 

本 定额 中 的 周转 性 材料 已 按 规定 的 材料 周转 次 数 摊 销 计 入 定额 。 

量 少 或 价值 小 的 材料 合并 为 其 他 材料 费 ， 以 其 他 材料 费 的 形式 表示 。 
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本 定额 材料 单价 按 《 浙 江 省 建筑 安装 材料 基期 价格 》(2010 版 ) 取 定 。 

(5) 本 定额 中 的 施工 机 械 台 班 消耗 量 已 包括 机 械 幅 度 差 内 容 。 机 械 台 班 单价 按 《 浙 江 
省 施工 机 械 台 班 费用 定额 》(2010 版 ) 取 定 。 

(6) 本 定额 中 商品 混凝土 、 商 品 沥青 混凝土 、 厂 拌 三 渣 等 均 按 成 品 价 考虑 ， 其 单价 除 
产品 出 三 价 外 ， 还 包括 了 从 厂家 到 施工 现场 的 运输 、 装 卸 费用 。 采 用 和 泵 送 商 品 混凝土 的 ， 
其 单价 已 包括 泵 送 的 费用 。 

(7) 本 定额 中 现 浇 混 凝 土 项 目 分 为 现 拌 混凝土 、 商 品 混凝土 。 商 品 混凝土 定额 中 已 按 
结构 部 位 取 定 泵 送 或 非 泵 送 ， 如 果实 际 施工 方式 与 定额 所 列 方式 不 同时 ， 除 混凝土 单价 换 
算 外 ， 人 工 、 机 械 调 整 如 下 。 

O 泵 送 商品 混凝土 调整 为 非 泵 送 商品 混凝土 : 定额 人 工 乘 以 系数 135, 并 增加 相应 普 
通 混凝土 子 目 中 垂直 运输 机 械 的 含量 

© 非 泵 送 商品 混凝土 调整 为 泵 送 商品 混凝土 : жалай оля, 并 扣除 定额 子 
目 中 垂直 运输 机 械 的 含量 。 


ХХ 
к=з 特别 提示 <S 


泵 送 商品 混凝土 、 ние н 在 换算 时 应 注意 混凝土 单价 的 
换算 。 


【 例 4-1】 某 污水 厂 工 程 ， 人 混凝土 强 
度 等 级 为 C20， A +, 确定 套用 的 额 子 目 及 基价 。 
【 解 】 套 用 的 定额 子 目 : [62658] Ж 
+ H PRINCO RRM 8 wakta ДЕНЕ 
C20 Ж Ë Ж-Е 299 元 /mi 
该 子 目 Q 直 运 输 机 械 (15t ЕЛ) ЧЕЛ 0.499 6 3 
А =3 423+(299-285)х10.150-0.499х515.34 = 3 308( 元 /10m;) 
注 : мя 凝 土 调整 为 非 泵 送 商品 混凝土 的 例题 详 见 第 3 章 【 例 3-91. 
(8) 本 定额 中 未 列 商品 混凝土 的 子 目 ， 实 际 采用 商品 混凝土 时 ， 按 相应 的 现 拌 混凝土 
定额 执行 ， 除 混凝土 单价 换算 外 ， 人 工 、 机 械 调整 如 下 。 
O 采用 泵 送 商 品 混凝土 的 : 定额 人 工 乘 以 系数 0.4, 并 扣除 定额 子 目 中 混凝土 搅拌 机 、 
水 平 及 垂直 运输 机 械 台 班 含量 
© 采用 非 泵 送 商 品 混凝土 的 : 定额 人 工 乘 以 系数 0.55， 并 扣除 定额 子 日 中 混凝土 搅拌 
机 、 水 平 运 输 机 械 台 班 含量 。 
【 例 4-2】 茶 排水 管道 工程 ， 检 查 井 井 室 盖 板 现场 预制 时 采用 非 泵 送 的 商品 混凝土 ， 
混凝土 强度 等 级 为 C20， 确 定 套用 的 定额 子 目 及 基价 . 
【 解 】 套 用 的 定额 子 目 : [6-337]H 
该 子 目 中 采用 的 C20(40) 现 浇 现 拌 混 凝 土 单价 为 192.94 元 /mm 
C20 非 泵 送 商 品 混凝土 单价 为 285 元 /ms 
该 子 目 中 混凝土 搅拌 机 (350L 混凝土 搅拌 机 ) 合 班 含量 为 0.589 台 班 
该 水 平 运输 机 械 (机 动 翻斗 车 1 全 班 含 量 为 0.800 人 台 班 
换算 后 基价 =3 590+(285-192.94)х10.150-0.589х96.72-0.800х109.73 
= 4 380(75/10m°) 
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【参考 图 文 】 


— ~ A 


(9) 


或 湿 拌 ) 砂 浆 ， 按 以 下 方法 调整 。 


° 
应 定额 
@ 


应 定额 



































本 定额 中 各 类 砌 体 所 使 用 的 砂浆 均 为 普通 现 拌 砂 浆 ， 若 实际 使 用 预 拌 ( 干 混 








使 用 干 混 砂浆 砌 筑 的 ， 除 将 现 拌 砂浆 数量 同比 例 调整 为 干 混 砂浆 外 ， 另 按 相 
每 立方 米 砌 筑 砂 浆 扣除 0.2 工 日 ， 灰 浆 搅 拌 机 台 班 数量 乘 以 系数 0.6。 
使 用 湿 拌 砂浆 砌 筑 的 ， 除 将 现 拌 砂浆 数量 同比 例 调整 为 湿 拌 砂浆 外 ， 另 按 相 


























h 每 立方 米 砌 筑 砂浆 扣除 0.45 工 日 ， 并 扣除 灰 浆 搅拌 机 台 班 数量 。 





【 例 


额 子 目 及 基 


【 解 


4-3] 某 桥梁 工程 浆 砌 块 石 桥 台 ， 采 用 M7.5 TROKAR HEERKE 





】 套用 的 定额 子 目 : [3-153]H 
该 子 目 中 采用 的 M7.5 水 泥 砂浆 单价 为 168.17 元 fm 
M7.5 干 混 砂 浆 单价 为 405.45 元 /mm 
该 子 目 中 灰 浆 搅拌 机 (200L КЖ В іі 30% 
换算 后 基价 =2 266+(405.45-168.17)х3. 67 үө 
= 3 098(72/10т”) 


.2x43-0.310x(1-0.6)x58.57 


(10) ай wi 程 量 计算 ， 
应 按 施工 图 构件 净 用 量 另 加 1.5% 损 


(п) 本 定额 中 ， 钢 模板 ( 仿 库 维修 费 已 按 其 材料 单价 的 8% 计 入 消耗 


钢 模板 ( 含 钢 支 撑 )、 E 


的 场 外 运费 已 按 机 械 台 班 形式 计 入 定额 子 目 ， 


另外 单独 计算 。 

(12) ЖАН 5 )” 表 示 的 消耗 пыз -入 基价 。 

(13) ЖЕНИ ÀX x 以 内 ”或 < 色 党 以 下 ”的 均 包 括 “X X” 本 身 : 注 有 
“XX 以 外 ”或 “ XUE” 的 均 不 包括、、 ж” жя. 


/ MS K< 


《通用 项 目 》 是 浙江 省 市 政工 程 预算 定额 (2010 版 ) 的 第 一 册 ， 包 含 士 石 方 工程 ， 
打 拔 工具 桩 ， 围 堰 工 程 ， 支 撑 工程 ， 拆 除 工程 ， 脚 手 架 及 其 他 工程 ， 护 坡 、 挡 土 墙 ， 


























地 下 连续 墙 ， 地 基 加 固 、 围 护 及 监测 ， 共 9 章 ; 此 外 还 包括 附录 。 














土石 方 工程 








土石 方 工程 定额 包括 人 工控 土方 ， 人 工控 沟 槽 、 基 坑 土 方 ， 人 工 清理 土 堤 基础 ， 








人 工控 土 堤 台阶， 人 工装 、 运 土方 ， 人 工控 淤泥 、 流 砂 ， 人 工 平整 场地 、 填 土 夯 实 、 


























原 土 夯 实 ， 推 土 机 推 土 ， 挖 掘 机 挖 土 ， 装 载 机 装 松散 士 ， 装 载 机 装运 土方 ， 自 卸 汽 

















车 运 士 ， 





抓 铲 挖掘 机 挖 淤泥 、 流 砂 ， 履 带 式 挖掘 机 挖 淤泥 、 流 砂 ， 机 械 平整 场地 、 
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填 土 夯实 、 原 土 夯 实 ， 人 工 评 石 ， 机 械 凿 石 ， 人 工 打眼 爆破 石 方 ， 机 械 打 眼 爆 破 石 方 ， 明 
挖 石 方 运输 ， 推 土 机 推 石 潮 ， 挖 掘 机 挖 石 潮 ， 自 印 汽 车 运 石 渣 等 相应 子 目 。 

1. 土壤 及 岩石 分 类 
土壤 及 岩石 按 普 式 分 类 分 为 I_I、II、IV、V、VI、VII、VII、IX、X、XI、XII、XIII、 
XIV、XV、XVI 共 16 类 。 
其 中 I、II 类 对 应 本 定额 中 “一 、 二 类 土 "，III 类 对 应 本 定额 中 “三 类 土 ” IV 类 对 应 
本 定额 中 “四 类 士 ”， 从 一 类 十 到 四 类 士 ， 土 壤 的 紧 固 系数 越 来 越 大 。 
其 中 у 类 对 应 本 定额 中 “松石 ” УІ. УП, УШ 类 对 应 本 定额 中 “次 坚 石 ” IX. X 
类 对 应 本 定额 中 “ 普 坚 石 ” ХІ. ХП. ХШ. ХІУ. ХУ. ХУІ 类 对 应 本 定额 中 “ 特 坚 石 ”。 
从 松石 到 特 坚 石 ， 岩 石 的 紧 固 系数 越 来 越 大 。 

2. 干 湿 土 的 划分 及 换算 说 明 

(1) 干 、 湿 土 的 划分 首先 以 地 质 勘 探 资料 为 准 ， AR 或 以 地 下 常 水 位 
为 准 ， 常 水 位 以 上 为 干 土 ， 以 下 为 湿 土 。 SÒ 

(2) 挖 运 湿 土 时 ， 人 工 和 机 械 乘 以 系数 1.18( 机 械 Ав, 上 、 湿 土工 程 量 分 别 计 
算 。 采 用 井 点 降水 的 土方 应 按 干 土 计算 。 xy 


¿WN 特别 提示 , X 


ЖЕР У Jr 
ARA A TEL, HARY нда } 人 工 运 湿 土 ， 套 用 定额 时 也 需 换算 ;机 械 运 
湿 土 时 ， 套 用 定额 不 需要 换算 ,, 痕 几 并 点 降水 时 ， 由 于 是 党 把 地 下 水 位 降 到 沟 模 ( 基 坑 ) 底 
标高 以 下 一 定 的 安全 距离 后 再 天 控 方 ， иил ат ыз. 
14-41 ЛТЕЙЖЕХЖНЬ, Я ЕЛИ. 
СІ Л ЖЕН: [1-10]H Ж,» 
换 的 人 消耗 量 =50.800 0х1.18=59.944(1 Н) 
换算 后 基价 =59.944x40 = 2 398( 元 /100m5) 
或 ”换算 后 的 基价 =2 032+2 032.00x(1.18-1) = 2 398( 元 /100m5) 
3. 土方 的 不 同体 积 及 换算 
(1) ( 挖 、 运 ) 土 、 石 方 体积 均 以 天 然 密 实体 积 (自然 方 ) 计 算 ， 回 填 土 按 碾 压 夯 实 后 的 体 
积 ( 实 方 ) 计 算 。 
(2) 土方 体积 换算 见 表 4-1。 


















































表 4-1 土方 体积 换算 表 


单位 : m? 
天 然 密实 体积 碾 压 夯实 后 体积 松 填 体积 
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从 知识 链接 


虚 方 体积 是 指控 出 以 后 或 回填 以 前 松散 的 土方 体积 。 松 填 体 积 是 指 用 于 回填 、 
未 经 夯实 、 自 然 堆放 的 土方 体积 。 


(Я 4-5] 某 道路 工程 ， 控 土方 量 为 1 800m?: ， 填 土方 量 为 500m, 48, ЖЬ 
考虑 现场 平衡 ， 试 计算 其 土方 外 运 量 。 
【 解 】 挖 、 运 土方 体积 均 以 自然 方 计算 ; 填 土 方 体积 以 实 方 计算 
故 需 把 本 例 中 的 填 土 方 体积 转换 为 自然 方 
查 表 4-1 可 知 ， 实 方 : 自然 方 =1 : 1.15 
本 例 中 填 土 所 需 自然 方 =S00x1.15=575(m) Ë 
则 土方 外 运 量 =1 800-575=1 225(m°) № 
4. 沟 槽 、 基 坑 土 石 方 、 一 般 土 石 方 、 ілі. иба 


(1) FIERST, HEKAF 3 ЛЕЙ, 士 石 方 计算 。 
(2) FIKS 倍 底 宽 ， 且 底面 积 夸 50m қ кулш 算 。 
(3) 厚度 和 30cm 的 就 地 挖 、 填 土 按 计算 。 





(а) 超出 上 述 范围 的 土石 方 ， туд 
Ў 特别 提示 NAg 


алақанын ы ачыса н ыен вәз: 道路 工 
人 二 方太 地 4; 桥梁 工程 的 土石 方 开 控 通 党 
按 挖 基 坑 土石 am ХА 

E 5» 

ye 

(Т) 征程 量 计算 规则 及 计算 方法 。 

O 除 有 特殊 工艺 要 求 的 管道 节点 开 挖 土石 方 工 程 量 按 实 计算 外 ,其 他 管道 接口 
作业 坑 和 沿线 各 种 井 室 所 需 增 加 开 挖 的 土方 工程 量 , 按 沟 柳 全 部 土方 量 的 2.5% 计 算 。 

根据 上 述 工程 量 计算 规则 ， 管 道 沟 模 控 方 可 按 下 式 计算 : 

Иь=5х[х(1+2.5%) (4-1) 

















Ж Ve 





某 管 段 沟 槽 开 挖 平均 断面 面积 ，m 
即 管 段 的 长 度 ，m 








C 知识 链接 
如 某 管 自 的 沟 档 开 挖 断面 示意 图 (图 DME, ФАЕР N G 


Өй 积 ， 需 首先 确定 沟 档 开 挖 的 断面 尺寸 ， 包 括 : 沟 档 底 宽 (B+2b)、 沟 档 边 坡 (1 : m). Ë 
Ау» 段 的 沟 档 平均 挖 深 H. 





Е Я 
【参考 图 文 】 
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— B h by 
图 4.1 沟 槽 开 挖 断面 示意 图 和 
图 中 ，B 为 管道 结构 宽 ，b 为 管 沟 底部 每 侧 工作 面 宽度 . , Сыйнат 
式 计算 : AN 








V x=(B+2b+mH)xH*L*(1 AASA (4-2) 
有 湿 土 时 : И ==(В+2Ь+тН х)хН RC (4-3) 
УК, (4-4) 

式 中 Vs калий», и \<- 





湿 土 的 深度 ，， mey У 





©% S g 
根据 管道 基础 结构 图 ) 结合 施工 оти I) 





网 из парит ТИ 
м 结构 宽 按 管道 基础 外 缘 ( 不 包括 各 类 执 层 ) 计 算 ; 
(O) ани, 


(d) 如 设 挡 土 板 ， 结 构 宽 每 侧 加 100mm。 


РУҒА 特别 提示 


管道 采用 钢筋 混凝土 条 形 基础 时 ， 基 础 基础 外 缘 的 宽度 就 是 平 基 的 宽度 。 lager 
ИНЕТЕ, ЯПА 8344038636 100mm. 5 Вся 


@ 管 沟 底 部 每 侧 工作 面 宽度 的 确定 。 ЖЕ 
(а) 按 施 工 组 织 设计 确定 的 管 沟 底部 每 侧 工作 面 宽度 计算 ; 
(b) 如 施工 组 织 设计 未 明确 的 ， 可 按 表 4-2 计算 。 


R42 管 沟 底部 每 侧 工作 面 宽 度 




















单位 :mm 
BERE REEERE 构筑 物 
管道 结 混 管道 
РЕ 890° шымы 无 防潮 层 。” 有 防潮 层 





50и | so | жш | ;3% | 4 | 


77 


A 
ы. 
ПП готеинзинкя-ж) 


续 表 




















混凝土 管道 
基础 90 


混凝土 管道 基 
础 >90 


构筑 物 


管道 结构 宽 无 防潮 层 





有 防潮 层 











1 000 以 内 
2 500 以 内 








400 600 


Өз. элын 
UPVC. HDPE ЖЕН ААЖ. 
(1) 设计 中 有 规定 的 ， 按 设计 规定 的 底 宽 计 算 。 
(2) РЖ 0, ЖЕЖ АА, отии 
Ф 沟 模 无 支撑 : 沟 模 底 宽 按 管 — маня 30cm 工作 
D ARA RI: 按 表 4-3， 根 据 管 径 、 кжаданд,` 


表 4.3 «вн 


单位 ，mm 






管 径 
EIE DN150 DN225 рмзор MBNaed DN500 DN600 DN800 рми ооо 


| soo | ooo | aa iioo | 1200 | 1300 | 150 | 
| — | 1o Pizo | із | ый] isoo | 
| | 1 чо arso төю | 


@ E — > 
(a) 按 施工 组 级 设 让 确定 的 沟 模 边 坡 计 邓 | S” 
(b) 如 施 : N 计 未 明确 的 ， 可 按 表示 下 计算 。 


#44 放 坡 系数 





放 坡 起 点 深 机 械 开 挖 


AIF 
度 超过 /m EEE EAE 。“ 沿 沟 模 方 向 作业 











AMAÑ 特别 提示 


如 在 同一 断面 内 遇 有 数 类 土壤 ,其 放 坡 系数 可 按 各 类 土 占 全 部 深度 的 百分比 加 权 计 算 。 
【 例 4-6】 某 沟 槽 开 挖 断面 如 图 4.2 所 示 ， 试 计算 沟 槽 开 挖 的 放 坡 系数 。 
【 解 】 放 坡 系数 m= 53х05+08033 = 0.44 


沟 槽 开 挖 边 坡 为 : 1:044 


18. 


#4= ЕЕ 








图 4.2 АННЕ 
© 管道 十 字 或 斜 向 交叉 ， 沟 槽 挖 土 交 接 处 产生 的 重复 工程 量 不 扣除 。 








管道 走向 相同 ， 在 施工 过 程 中 采用 联合 槽 开 挖 时 ， 沟 覃 挖 土 交 接 处 产生 的 重复 工程 量 
应 扣除 ， 如 图 4.3 所 示 。 














应 扣除 的 重合 部 分 f 
> 









6% 
图 wm 

№ ” 
парень ЖЕ Сасан болтан; sasa 
ыла дал. LAETTE BESE AREA 
复 计算 ， 厂 方 超 控 仅 计算 层面 超 控 ， 底 部 超 挖 不计 
И Ч p TAN *, > 
> | K< 

(1) ЖЖЕНИЕ АНЯ. 

2) 石 方 爆破 开 挖 底部 超 控 不 计 . 

G) 人 工 落石 不 得 计算 起 挖 量 . 

2) 定额 套用 及 换算 说 明 。 

O 机 械 控 沟 槽 、 基 坑 土方 中 如 需 人 工 辅助 开 控 ( 包 括 切 边 、 修 整 底 边 )， 机 械 控 士 按 实 
控 十 方 量 计算 ， 人 工控 十 士 方 量 按 实 套用 相应 定额 乘 以 系数 1.25， 控 土 深度 按 沟 档 、 基 坑 
总 深 确定 ， 重 直 深度 不 再 折合 水 平 运输 距离 
х 知识 链接 

按照 《给 水 排水 管道 工程 施工 及 验收 规范 》(GB 50268 一 2008) 的 规定 ， 管 道 在 沟 模 开 


挖 时 ， 严 禁 扰动 档 底 原状 土 。 在 采用 挖 气 机 开 挖 沟 模 时 ， 为 防止 扰动 模 底 原状 土 ， 距 离 档 
底 20~30cm， 用 人 工 辅助 开 挖 。 


【 例 4-7】 某 排水 工程 W1 ~ W3 管 段 沟 模 放 坡 开 挖 ,采用 挖掘 机 挖 土 并 装 车 开 挖 ( 沿 沟 
楼 方向 作业 )， 人 工 辅助 清 底 。 土壤 类 别 为 三 类 干 土 ; 该 管 段 原 地 面 平均 标高 为 3.80m， 槽 


























ШЕ 
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底 平均 标高 为 1.60m， 施 工 组 织 设计 确定 沟 槽 底 宽 ( 含 工作 面 ) 为 1.8m， 沟 槽 全 长 为 
70m， 机 械 挖 土 挖 至 槽 底 标高 以 上 20cm 处 ， 其 下 采用 人 工 开 挖 。 试 分 别 计算 机 械 挖 
土 及 人 工 挖 土 数量 ， 并 确定 套用 的 定额 子 目 及 基价 。 
【 解 】 沟 槽 开 挖 深度 =3.80-1.60=2.20(m) 
土壤 类 别 为 三 类 土 ， 需 放 坡 ， 查 表 4-4 可 知 放 坡 系数 为 0.25。 
土石 方 总 量 V ,=(1.8 + 0.25x2.2)x2.2x70x1.025 = 370.95(m°) 
(1) 人 工 辅助 开 挖 方 量 V L =(1.8 + 0.25x0.2)x0.2x70x1.025 = 26.55(m°) 
套用 的 定额 子 目 : [1-9]H 
换算 后 基价 =1 695x1.25 = 2 119( 元 /100m;) 
(2) 机 械 挖 方 量 Vyw=370.95-26.55 = 344.4(m) | 





套用 的 定额 子 目 : [1-60] K 
基价 =3 812 元 /1 000m° N 
© 在 支撑 下 挖 土 ， ыы 机 械 乘 以 系数 1.20。 先 开 挖 
后 支撑 的 不 属于 支撑 下 挖 土 。 , 


УХ 
СӘРІ А х 
OPSADI OO 坚 撑 、 横 撑 。 钢 板 
SASA 福 支 皖 施工 时 先 将 板 柱 打 和 深入 ит Нл, ЯНИЕ. Wap. 
ШКЕ pateri, katika. МЕНА, КРАНИК, 
(598901 тт” 用地 机 志方 二 为 一 ЕЖЕ, TRF, ИЙ 
采用 钢板 桩 支撑 ， жел ЖЕЕ 3 %. 
ШОР ы п-56н =. 
N 算 后 基价 =2 124+192.005(1.43-1)+1 931.64x(1.2-1)=2 593( 元 /1 000°) 
© 接 土 机 在 垫 板 上 作业 ， 人 工 和 机 械 乘 以 系数 1.25， 搭 拆 垫 板 的 人 工 、 材 料 和 
铺 机 推销 费 按 每 1 000m 增加 230 元 计算 。 
【 例 4-9】 挖掘 机 在 热 板 上 挖 三 类 土 、 不 装 车 ， 确 定 套用 的 定额 子 目 及 基价 。 
【 解 】 套 用 的 定额 子 目 : [1-57]H 
换算 后 基价 =2 458+192.00x(1.25-1)+2 265.54х(1.25-1)+230 = 3 302( 元 /1 000т?) 
а) 人 工 挖 沟 槽 、 基 坑 土 方 ， 一 侧 弃 士 时 ， 乘 以 系数 1.13。 
[Я 4-10] 人 工控 沟 槽 ， 三 类 湿 土 ， 深 5m， 一 侧 弃 土 ， 确 定 套用 的 定额 子 目 
及 基价 。 
【 解 】 套 用 的 定额 子 目 : [1-10]H 
换算 后 基价 =2 032x1.18x1.13 = 2 709(70/100т?) 
© 信 工 挖 沟 槽 或 基 坑 内 的 淤泥 、 流 砂 ， 按 “人 工 挖 淤泥 、 流 砂 ” 套 用 定额 ， 挖 
深 超 过 1.5m 时 ， 超 过 部 分 工程 量 按 垂直 深度 每 Im 折合 成 水 平 距离 7m 增加 工 日 ， 
深度 按 全 高 计算 。 
[514-11] 人 工控 沟 槽 浴 泥 ， 控 深 4.3m， 确 定 套用 的 定额 子 目 及 基价 。 
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[2] (1) 挖 深 不 超过 1.5m 的 部 分 。 套 用 的 定额 子 目 为 [1-35] 

基价 =2 530(72/100т?) 

(2) 挖 深 超 过 1.5m 的 部 分 。 

ЖЖ 4.3m 折合 成 水 平 运 距 =4.3x7=30.1(m) 

套用 的 定额 子 目 : [1-35]+ [1-36] + [1-37] 

基价 =2 530+994+481=4 005( 元 /100m3) 

© 挖 密 实 的 钢 漆 ， 按 挖 四 类 土 人 工 乘 以 系数 2.50， 机 械 乘 以 系数 1.50。 
© ATHAIR, ERANDI “人工 滑石 ”定额 乘 以 系数 1.4。 

挖掘 机 控 石 方 爆破 后 的 石 渣 ， 定 额 中 人 工 含量 乘 以 系数 2.0。 

2) 沟 槽 回填 方 

@) 工程 量 计算 规则 及 计算 方法 。 А 

管 沟 回填 土 应 扣除 各 种 管道 、 基 础 、 wes 
沟 槽 回填 工程 量 按 下 式 计算 ， "bJ 


























(4-5) 





V Bm=V KV ви К 
式 中 “Ps 一 一 管道 沟 槽 的 控 方 量 (包括 沿线 检查 Am 
Ила Н. Ж, Ма ҚАМЫН RZA, m°. 
2) 定额 套用 及 换算 说 明 。 их № 
D 档 、 坑 一 侧 填 土 时 ， 乘 以 Ca р 
НЫ жаушы зы РИЧИ, В sn 
按 以 下 办 法 计算 :就 地 取 余 松 主 或 玲 积 土 回填 者 ，, 除 按 填 田 定 额 执行 外 ， 另 按 运 十 方 定额 
Te r ж 
6. 基 坑 土 石 方 ( 控 、 填 ) 3 4 
1) 基 坑 挖 方 SS g> 
(1) TERRA. “1 
基 坑 挖 方 工程 量 按 以 下 通用 公式 计算 : 
V s=(S 1+5 к+4$ +)/6xH (4-6) 
Жаз Se Si. 34 一 基 坑 上 项 面 、 下 顶 面 、 中 截面 的 面积 ，m2; 
НЖЖ, т. 
拢 形 基 坑 挖 方 工程 量 按 以 下 通用 公式 计算 : 
(方形 )V к=(В+2Ь+тН)х(142Ь+тН)хН+ 


























mH? 


(4-7) 
ey Га» +(R +b)x(R+b+mH)+(R+b+ mt) | (4-8) 


式 中 ИЯ, п; 
8 一 一 结构 宽 ， 即 基 坑 内 构筑 物 的 基础 宽度 ，m; 
[一 一 结构 长 度 ， 即 基 坑 内 构筑 物 的 基础 长 度 ，m:; 
R 一 一 结构 半径 ， 即 基 坑 内 构筑 物 的 基础 半径 ，m:; 
加 一 一 放 坡 系 数 ; 
2 一 一 每 侧 工 作 面 宽度 ，m( 构 筑 物 底部 设 有 防潮 层 时 ， 每 侧 工作 面 宽度 取 0.6m; 不 
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设防 潮 层 时 ， 每 侧 工作 面 宽 度 取 0.4m); 
H- 214, т. 

(2) 定额 套用 及 换算 说 明 。 
基 坑 挖 方 定额 的 套用 方法 与 沟 槽 挖 方 基本 相同 。 
2) 基 坑 回填 方 
(1) 工程 量 计算 规则 及 计算 方法 。 
基 坑 回填 土 应 扣除 基 坑 内 构筑 物 、 基 础 、 垫 层 所 占 的 体积 。 
基 坑 回填 工程 量 的 计算 与 沟 模 回填 士 工程 量 的 计算 方法 相同 。 
(2) 定额 套用 及 换算 说 明 。 
基 坑 回填 定额 的 套用 方法 与 沟 槽 回填 基本 相 
т. 一 般 土 石 方 ( 挖 、 填 ) 入 
1) 工程 量 计算 规则 及 计算 方法 K 

































































= 











一 般 土石 方 工程 挖 方 、 填 方 工程 量 的 计算 通常 采用 ë 或 方 格 网 法 计算 。 
(1) 横 截 面 法 计算 。 Ж) 
常见 的 市 政道 路 工程 路 基 横 截面 形式 有 填 ТА 过 方 路 基 、 半 填 半 挖 路 基 和 不 填 不 
挖 路 基 ， 如 图 4.4 所 示 。 МФ) 
и жуннен үк. ңип Чуп ЖЕЛПИ АЕТ ЗА АПАР 
两 邻 截面 挖 方 / 填 方面 积 的 平均 截面 之 问 的 中 心 线 长 度 ， 计 算 相 邻 两 截面 问 的 
方 / 填 方 И? 





2. 工程 量 ， 合 计 Кы ао 






(b) HEGET HE) 


(с) 半 填 半 控 路基 (d) 不 填 不 挖 路 基 
44 ”路 基 横 截面 形式 
横 截 面 法 计算 公式 如 下 : 


pa E). р 
2 (4-9) 
RP им, m; 
所、 下 一 一 相 邻 两 个 横断 面 的 挖 方 或 填 方 面积 ，m?; 
7 一 一 相 邻 两 横断 面 的 距离 ，m 


从 知识 链接 
市 政道 路 工程 的 挖 方 、 填 方 通常 为 一 般 土 石 方 工程 ， 计 算 工 程 量 时 ， 可 以 依据 道路 工 
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程 施 工 图 中 的 逐 桩 或 施工 横断 面 图 或 土方 计算 表 进 行 。 
【 例 4-12] 某 道路 工程 ,土方 计算 表 见 表 4-5， 计 算 0+000 ~ 0+050 段 填 方 量 、 挖 方 量 。 
表 4-5 土方 量 计 算 表 


土方 面积 /m? 平均 面积 /m? 
Ея #7 


























【 解 】 „= 13148), s0-657.5(m) > хх 
(3. 20 \. 


v, = S х 50=80(m' АМ 
А өзе” U U 


9%! 
УЛА ненен 
如 图 4.5 所 示 ， RIR 能 重复 计算 . 


AW 






排水 工程 挖 方 
ЕСІГІ 排水 工程 填 方 
BEA И ГАН 


84.5 排水 工程 与 道路 工程 挖 、 填 方 工程 量 示 意图 


(2) 方 格 网 法 计算 。 

大 面积 挖 填 方 可 采用 方 格 网 法 计算 ， 方 格 网 法 计算 控 ( 填 ) 方 量 的 步骤 如 下 。 

@ 根据 场地 大 小 ， 将 场地 划分 为 10mx10m 或 20mx20m 的 方 格 网 。 根 据 地 形 起 伏 情 
况 或 精度 要 求 ， 可 选择 适当 尺寸 的 方 格 网 有 5mx5m、10mx10m、20mx20m、50mx50m、 
100mx100m 的 方 格 。 方 格 越 小 ， 计 算 的 准确 性 就 越 高 。 

将 各 方 格 网 加 以 编号 ， 可 标注 在 方 格 网 中 间 。 将 各 角 点 加 以 编号 ， 可 标注 在 角 点 左 
下 方 。 

@ 确定 每 个 方 格 网 的 4 个 角 点 的 原 地 面 标高 、 设 计 标高 , 计算 出 各 个 角 点 的 施工 高 度 。 

在 方 格 网 各 角 点 右上 方 标注 原 地 面 标高 、 在 方 格 网 各 角 点 右 下 方 标注 设计 路 基 标 高 ， 
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并 计算 方 格 网 各 角 点 的 施工 高 度 ， 将 其 标注 在 角 点 左上 方 。 
施工 高 度 三 原 地 面 标高 -设计 路 基 ( 开 挖 线 ) 标 高 (4-10) 

施工 高 度 为 正 数 需 挖 方 ， 施 工 高 度 为 负数 需 填 方 。 

Ө 计算 确定 4 各 条 边 上 零点 的 位 置 ， 并 将 同一 方 格 网 内 的 零点 连接 得 到 零 
线 。 零 点 即 施 工 高 度 为 零 的 点 ， 即 方 格 网 边 上 不 填 不 挖 的 点 。 零 线 将 方 格 网 划分 为 挖 方 区 
域 、 填 方 区 域 。 

如 图 4.6 所 示 , 方 格 网 边 长 为 a, 图 中 标示 其 中 一 条 边 的 两 个 角 点 的 施工 高 度 为 hh、ho(hi、 
户 一 个 为 正 值 、 一 个 为 负 值 )， 则 该 边 上 零点 位 置 的 计算 公式 如 下 : 
ШІ 






































pa 
































ЕПТ Л (4-11) 
式 中 x 一 角 点 至 零点 的 距离 ，m; | © 
т» АВ РИШЕТ, m << 
4 一方 格 网 的 边 长 ，m。 S 


Сз 
№ minat 


当 某 个 方 格 网 某 一 边线 上 的 2 个 角 点 施工 高 度 同 为 正 值 或 同 为 负 值 ， 则 在 该 边线 上 不 
存在 零点 ; 当 方 格 网 某 一 边线 上 的 2 个 角 点 施工 高 度 一 个 为 正 值 、 另 一 个 为 负 值 ， 则 在 该 
边线 肯定 存在 零点 。 

方 格 网 的 4 个 角 点 施工 高 度 可 能 存 的 不 同情 况 ， 零 线 将 方 格 网 划分 成 挖 方 区 域 、 填 方 
区 域 存在 以 下 不 同 的 情况 : @ 四 点 挖 ; @ 一 点 填 、 三 点 挖 ; ФИБА, И; ФЕДЯ, 
жаннан те 


| j Í L 
h, = h; h, h; ГА h; h, 


(а) 四 点 挖 (6- 点 填 、 三 点 挖 (с) 两 点 填 、 两 点 挖 。” (d) 三 点 填 、 一 点 挖 (e) 四 点 填 





图 4.7 方 格 网 挖 方 、 填 方 区 域 划分 示意 图 
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© 计算 各 方 格 网 的 体积 。 
V=FxH 


HKE, m°; 


挖 方 或 填 方 





式 中 一 各 方 格 网 


挖 方 或 填 方 





|ж 





#4= Қ Ере кызы 





(4-12) 


一 一 各 方 格 


挖 方 或 填 方 


区 域 的 底 [ 


Ж, т 





н——®Л% 
合计 各 方 格 








网 挖 方 或 填 方 








区 域 的 于 





ЖЕ 


























2) 定额 套 














(1) 人 工 挖 一般) 土方 ， 挖 深 超 过 1.5m 


网 


挖 方 或 填 方 
及 换算 说 明 





ОЖ, n 


得 到 整个 场 


F 均 填 高 ，m。 
也 的 挖 方 或 填 方 工程 量 。 








应 计算 人 工 垂 直 运 输 


上 方 的 费用 ， 超 过 部 分 工 





程 量 按 垂 直 深度 每 Im 折合 成 水 平 距离 7m 


增加 工 日 ， 深 度 按 全 高 计算 。 











HE 20%, НЯ. # ; 
үс ыы iL + J tÑ 


27.75 0.90 28.36 


(2) 人 工控 (一 般 ) 土 方 ， 砾 石 含 量 在 30% 以 上 密实 性 土壤 按 四 类 土 乘 以 系数 1.43. 
[414-131 某 工 程 场地 方 格 网 如 图 4.8 所 示 ， 方 格 网 

т. 

x " AN 

填 挖 高 度 | 原 地 面 标 高 0.00 26.70 ).54 

йк | ИИ 1 3 








27.46 








26.97 12 


图 4.8 某 工程 方 格 网 示意 图 (单位 : m) 


[8] п) 计算 零点 位 置 。 
方 格 A: hi=-0.15m, h.=0.24m, a=20m 


оро 20х0.15 
代入 式 (4-11) 得 : х-------7 
S u о 
a-x=20-7.7=1 
20x0.44 
FED: х= 20х04 Ц), 
和 


ЯВ. С. E. РФА Н. 
将 各 零点 标示 图 上 ， 并 将 零点 连 成 线 ， 如 医 
(2) 计算 方 格 土方 量 ( 表 4-6). 














.7(m) 
2.3(m) 


a-x=20-13.1=6.9(m) 


4.8 所 示 。 
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A 


-s-e 
ШІ rerea 


R46 方 格 土方 量 计算 

















方 格 编号 ”底面 图 形 及 位 置 Эт 

















三 角形 ( 填 2 i Ў И 
A 三 角形 ( 填 ) 0+123 ,0x 0.23+024 _37 gs 0.15 20x7.7 _ 3 g5 
梯形 ( 挖 ) 2 4 3 2 
2. (0. .24+0. ) 
Б ЕЯ) 20: x (0.23+0 44047050 14g 
Е БҮТІН 20 @54+ 047 +оо + о) т 
2 2. 
D 梯形 ( 控 、 填 ) na ТЗ зр, 0185044 зов 
5 - 
Ë Eë „(023+0.24+047 +0.27) |, 
F 正方 形 




















8. 平整 场地 
D 工程 量 计算 规则 及 计算 方法 LA N 

Бей сағы УХ 
按 平整 场地 的 面积 计算 。 ‚МАЕ 
2) 定额 套 WAN 2 、 
неме EEE FIE TIARE, 
9. 土石 方 运输 


р TER Жы | хх 
а ы ашай ша 
SDI Va=Vi=Vax1.15 (4-13) 

Vi 的 值 为 正则 有 多 余 土 方 需 外 运 ，V 的 值 为 负 ， 则 需 运 入 土方 用 于 回填 。 

2) 定额 套用 及 换算 说 明 

(1) 土石 方 运 距 应 以 挖 土 重心 与 填 土 重心 或 弃 土 重心 最 近 距离 计算 ， 挖 土 重心 、 填 十 
重心 、 弃 土 重心 按 施工 组 织 设 计 确定 。 如 过 下 列 情况 应 增加 运 距 : 

O 人 力 及 人 力 车 运 士 、 石 方 上 坡 坡度 在 15% 以 上 ， 推 土 机 重 车 上 坡 坡度 大 于 S% $ 
道 运 距 按 斜 道 长 度 乘 以 表 4-7 中 对 应 的 系数 计算 。 























表 4-7 推土机 、 人 力 及 人 力 车 系数 





人 力 及 人 力 车 






推土机 
坡度 /% 


15 以 内 20 以 内 
2 2.25 
МЕ. 特别 提示 


按 表 4-7 调整 后 的 斜 道 运 距 用 于 确定 套用 的 定额 子 目 ; наалт К 
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度 计算 其 方 量 (体积 )。 


[914-14] 推土机 推 土 上 坡 ， 三 类 土 ， 斜 道 长 度 为 20m， 坡 度 为 12%， 确 定 套用 的 定 
额 子 目 及 基价 。 
【 解 】 和 斜 道 运 距 =20x2=40(m) 
套用 的 定额 子 目 : [1-48] 
基价 =3 008 元 /1 000 m° 
【 例 4-15】 人 力 ( 双 轮 翻 斗 车 ) 运 温 土 ， 斜 道 长 50m， 坡 度 20%， 确 定 套用 的 定额 子 目 
及 基价 ， 
【 解 】 斜 道 运 距 =50x5=250(m) 
套用 的 定额 子 目 : [1-30]H+[1-31]Hx4 . 
换算 后 基价 -461.20x1.18+91.20x1.18x4 <975(7:/100) № 
@ 采用 人 力 垂直 运输 土 、 石 方 ， 垂 直 深 度 每 米 折合 来 笑星 m 计算 。 
【 例 4-16】 人 力 垂 直 运输 土方 深度 3m, ярж 由 ， 试 计算 其 运 距 。 
【 解 】 人 力 运 土 运 距 =3x7+5=26(m) K N 
(2) HEREZE, камал нда i, 可 按 每 增 Ikm 定额 子 目 进行 调整 
LBI 4-17] халал 9% 是 6km， 采 用 12t 自 印 汽车 运输 。 试 确定 自 


印 汽车 运 土 的 定额 子 目 及 基价 。 NÒ > 
【 解 】 套 用 к» ХЫ 
换算 后 基价 =5 269: 1 264x5=11 589( 元 /1 000m)) / 
(3) 人 工装 土 汽车 运 下 时 ， 汽 车 运 士 lkm 以 办 定额 中 自 卸 汽车 含量 乘 以 系数 1.10。 
【 例 4-18】 Жа Е, З бк, АТУ а] 12t 自 印 汽 车 上 
Иза, ИНЬ Жз ЕЗ ЖЮН ЖЭЙ. 
【 解 】 大 ,用 的 定额 子 目 : [1-68]Н+[1-69]х5 
换算 后 基价 =5 269+7.760x(1.10-1)x644.78+1 264x5=12 089( 元 /1 000m°) 
(4) 推土机 推 土 的 平均 士 层 厚 度 小 于 30cm 时 ， 其 推土机 台 班 乘 以 系数 1.25。 
10. 其 他 
(1) 人 工控 土 堤 台阶 工程 量 ， 按 挖 前 的 堤 坡 斜面 积 计算 ， 运 土 应 另行 计算 。 
(2) 夯实 土 堤 按 设计 断面 计算 。 清 理 土 堤 基 础 按 设计 规定 以 水 平 投影 面积 计算 ， 清理 
厚度 为 30cm 内 ， 废 土 运 距 按 30m 计算 。 
(3) 人 工 夯 实 土 堤 执 行人 工 填 土 夯实 平地 子 目 ， 机 械 夯 实 土 堤 执行 机 械 填 土 夯实 平地 
ЗЕН. 
(4) 本 章 定额 不 包括 现场 障碍 物 清理 ， 障 碍 物 清 理 费用 另行 计算 。 弃 士 、 石 方 的 场地 
占用 费 按 当地 有 关 规 定 处 理 。 


Ін 


打 拔 工 具 桩 定额 包括 竖 、 拆 打 拔 桩 架 ， 陆 上 卷扬机 打 拔 圆 木 柱 ， 陆 上 卷扬机 打 拔 槽 形 























































































































87 


A 


A 
ШІ 市民 程 ¢t 旦 与 计价 第 = 版 ) 




















钢板 桩 ， 陆 上 挖掘 机 打 圆 木 桩 ， 陆 上 挖掘 机 打 槽 形 钢 板 桩 ， 水 上 卷扬机 打 拔 圆 
卷扬机 打 拔 模 形 钢板 柱 ， 水 上 柴油 打桩 机 打 圆 木 柱 ， 水 上 柴油 打桩 机 打 档 形 钢 
子 目 。 


Ў 特别 提示 
要 注意 工具 桩 与 基础 桩 的 区 别 。 
1. 工程 量 计算 规则 














(1) ИЖ: 按 设 计 桩 长 Z( 检 尺 长 ) 和 圆 木 桩 小 头 直 径 D( 检 尺 径 ) 查 《木材 、 





速算 表 》， 计 算 圆 木 桩 体积 。 








ЖЖ, КЕ 
板 桩 等 相应 


立木 材积 


(2) 钢板 桩 : 按 设计 桩 长 x 钢板 桩 理论 质量 (Wm)x 钢 板 桩 根 数 ， 计 算 钢 板 桩 质量 。 





(з) 凡 打 断 、 打 弯 的 桩 ， 均 需 拔除 重 打 ， 但 不 重复 计算 工程 其 入 





(4) 竖 、 拆 打 拨 桩 架次 数 ， 按 施工 组 织 设计 规定 计算 < 如 汇 规 定时 ， 按 打桩 的 进行 方 
向 ， 双 排 桩 每 100 延长 米 、 单 排 桩 每 200 т 足 一 次 者 均 各 计算 一 次 。 





2. 定额 套用 РТА 
(1) 打 拔 柱 工程 土质 类 别 划分 为 甲 级 土 、 „бс нат. 定额 仅 列 甲 、 
IRTJA, WAPE, ALBENA 及 机 械 乘 以 系数 143. 








乙 两 级 土 的 


База т 
上 


线 1.5m 以 内 时 ， 水 深 在 lm 以 内 
工程 量 则 按 水 、 陆 各 50% И.Л 


х 知识 链 “Ж = 


ee а т =. 


作业 考虑 IRE lm 以 上 2m 以 内 者 ， 其 


(3) FTIR ШІ?) ВНТ НЕВА ТАИТ), 按 相 应 定额 人 工 、 机 械 


乘 以 系数 1357 








[914-19] 水 上 柴油 打桩 机 打 圆 木 桩 ( 斜 桩 ); TRE, ЖК Sm, 确定 定额 子 目 、 基 价 。 











【 解 】 套 用 定额 子 目 : [1-172]H 
换算 后 的 基价 =3 896+(1 158.12+1 135.82)x(1.35-1) = 4 699( 元 /10m2) 


[914-20] 水 上 卷扬机 拔 圆 木 桩 ( 斜 桩 )， 桩 长 6m， 丙 级 土 ， 确 定 定额 子 目 、 基 价 。 


【 解 】 套 用 定额 子 目 : [1-158]H 
换算 后 的 基价 =1 461+(888.38+572.18)x(1.35x1.43-1) = 2 820(7:/10т?) 
(4) 简易 打桩 架 、 简 易 拔 桩 架 均 按 木 制 考虑 ， 并 包括 卷扬机 。 





(5) 圆 木 桩 按 Bit, 钢 制 桩 按 密 打 计算 ;如 钢板 桩 需 疏 打 时 ， 按 相应 定额 人 工 乘 











以 系数 1.05. 





【 例 4-21】 ЖЕЖ УМИТИН), ЖК от, 24+, ЯХТ. 


基价 。 
【 解 】 套 用 定额 子 目 : [1-162]H 





换算 后 的 基价 =2 381+535.35x(1.35x1.05-1)+765.50x(1.35-1) = 2 872( 元 /10m’) 
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(6) 打 拔 桩 架 90" 调 面 及 超 运 距 移 动 已 综合 考虑 。 

(7) 水 上 打 拔 工具 桩 按 两 艘 驱 船 捆扎 成 船 台 作 业 , 驳船 捆扎 和 拆除 费用 按 第 三 册 
《桥涵 工程 》 的 相应 定额 执行 。 

(8) 导 桩 及 导 桩 夹 木 的 制作 、 安 装 、 拆 除 ， 已 包括 在 相应 定额 中 。 

(9) 拔 桩 后 如 需 桩 孔 回填 的 ， 应 按 实际 回填 材料 及 其 数量 进行 计算 。 

(10) 本 册 定 额 中 ， 圆 木 和 覃 钢 为 摊 销 材料 ， 其 摊 销 次 数 及 损耗 系数 分 别 为 15 
次 、1.053 和 50 次 、1.064。 

如 使 用 租赁 的 钢板 柱 ， 则 按 租赁 费 计 算 ， 计 算 公 式 为 : 
钢板 桩 租赁 费 = 钢 板 桩 实际 使 用 量 x(1+ 损 耗 系数 )x 

使 用 天 数 x 租 赁 单价 [元 /tt ° Ж) (4-14) 

考虑 到 钢板 桩 在 实际 施工 中 为 可 周转 材料 ， 故 钢板 桩 使 用 量 启 ЕСЕ 而 
非 定额 用 量 。 НК 录 进 行 确定 。 

(11) 钢板 柱 和 木 桩 的 防腐 费用 等 ， 已 包括 在 其 他 材 К 


mare SR 
кеч. ARAME кишин, AHERE, Я АБСЕ FEE, 
ЖЕГЕНИН, ЗВАРНА Н : Ni 
1. 工程 у < 
а) Еж. та значи Нови 


回 ДЫ 
计算 。 5 g: я 


(2) ЮРИ ^6 тен ДЫ айз FE ik ВЯ НИ GR ГЫ 
的 长 度 计算 。 MA 

(3) ЖЩ ТЕ - 程 量 ҮЛТ ÒT H ЖЕЛЕГЕ pk: it KERA 
Е, РМ 

(4) В Евай: 期 内 的 最 高 临 水 面 加 0.5m 计算 。 

河道 横断 面 如 图 4.9 所 示 ， 围 堰 高 度 计 算 如 下 。 

Н!=5.00-2.00+0.5=3.500(т) 
如 果 河 底 有 淤泥 ， 厚 0.Sm， 则 振 高 应 为 Нә-3.5--0.5-4.00(т) 












































































































【参考 图 文 】 


















高 水 位 


49 河道 横断 面 示意 图 
(5) 施工 围 堰 的 尺寸 按 有 关 设 计 施工 规范 施工 组 织 设计 的 规定 确定 ; 未 规定 时 ， 














按 定额 尺寸 取 定 。 
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A 
A 
ПП 着 工程 计量 与 计价 第 = 有 








Е 区 的 堰 顶 宽 为 1 一 2m， 摄 高 为 4m 以 内 。 
土石 混合 围 堰 的 霸 顶 宽 为 2m， 措 高 为 6m 以 内 。 
EREM g 2 一 2.Sm， 报 高 为 Sm 以 内 。 






































bi 
JEM 9 2.S—3m, ЖШ бт 以 内 。 
区 的 振 顶 宽 为 2.5 一 3m， 堰 高 为 6m 以 内 。 
笼 围 卉 竹 笼 间 黏土 填 心 的 宽度 为 2 一 2.3m， 堰 高 为 Sm 以 内 。 
笼 围 堰 的 堰 项 宽度 为 24m, HA 4m 以 内 。 
区 内 坡 脚 至 堰 内 基 坑 边缘 距离 根据 河床 土质 及 基 坑 深度 确定 ， 但 不 得 小 于 1m。 
定额 套用 及 换算 说 明 

(Т) 围 卉 工程 50m 范围 以 内 取 土 、 砂 、 砂 砾 ， 均 不 计 土 方 和 砂 、 砂 砾 的 材料 价格 。 

(2) 取 50m 范围 以 外 的 土方 、 砂 、 砂 砾 ， 应 计算 土方 和 砂 、 材料 的 挖 、 运 或 外 购 
费用 ， 但 应 扣除 定额 中 土方 现场 挖 运 的 人 工 (55.5 工 日 /100m 
[B 4-21 FIERA RAR EE E, р Ге? /m3)， 确 定 套用 的 定额 子 
目 、 基 价 。 

【 解 】 套 用 定额 子 目 : [1-182]H 


换算 后 的 基价 =6 547193x20- 95: 2. Жу =6488( 元 /10m) 


(з) 定额 括号 中 所 列 黏土 数量 为 L 结算 中 可 按 取 土 的 实际 情况 进行 调 
(4) RA ЕВН ИЕЛЖ КЕШ, «зудии: 单价 换算 ， 但 人 工 、 
机 械 和 其 他 材料 消耗 量 按 定额 规定 狼 行 。 
(5) БЕЙІН Ж: ЖЕНИШ, шу 并 套用 相 
应 的 脚手架 子 目 。 Жаз ~ 


(6) r 间 发 生 后 所 需 的 养护 工料 。 潮 汛 养护 工料 费用 可 
ЕЕ 




















= м 
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按 当地 规定 каигы ше 失 时 ， 应 根据 实际 情况 另行 处 理 。 
(7) 54) ЖТТЖІН НАМЕ ЖЕНУ 2.Sm， 则 超出 部 分 可 套 筑 岛 填 心 子 目 。 
(8) 围 堰 定额 中 的 各 种 圆 木 桩 、 钢 桩 均 按 水 上 打 拔 工具 桩 的 相应 定额 执行 ， 数 量 按 实 
计算 。 定 额 括 号 中 所 列 打 拔 工具 桩 数量 仅 供 参 考 。 


支撑 工程 


支撑 工程 包括 木 挡 土 板 、 竹 挡 土 板 、 钢 制 挡 土 板 、 钢 制 桩 挡 土 板 支撑 安 拆 等 相应 子 目 。 
1. 工程 量 计算 规则 
撑 工 程 按 施工 组 织 设计 确定 的 支撑 面积 以 m? 为 单位 计算 。 
(Т) 定额 中 挡 土 板 支撑 按 模 坑 两 侧 同 时 支撑 挡 土 板 考虑 ， 支 撑 面积 为 两 侧 挡 土 板 的 面 
积 之 和 。 
(2) 放 坡 开 挖 不 得 再 计算 挡 土 板 ， 如 遇 上 层 放 坡 、 下 层 支 撑 ， 则 按 实际 支撑 面积 计算 。 
[14-23] 茶 管道 工程 沟 模 开 挖 时 ， 采 用 密 撑 木 挡 土 板 支 撑 ， 其 挡 土 板 高 度 为 1.5m， 
WEKE 40m， 计 算 支撑 工程 量 。 
【 解 】 支 撑 工程 量 为 1.5x40x2=120(m2) 



















































































90 


#4= ЕЕ 





2. 定额 套用 及 换算 说 明 

(1) 支撑 工程 定额 适用 于 沟 槽 、 基 坑 、 工 作 坑 及 检查 井 的 支撑 。 

(2) 挡 士 板 间距 不 同时 ， 不 做 调整 。 

(3) 除 槽 钢 挡 土 板 外 ， 本 章 定额 均 按 横 板 竖 撑 计 算 ， 如 采用 竖 板 横 撑 时 ， 其 人 工 
工 日 乘 以 系数 1.2。 

(4) 定额 中 挡 土 板 支撑 按 模 坑 两 侧 同 时 支撑 挡 士 板 考虑 , 支撑 宽度 为 4.1m 以 内 。 
如 槽 坑 宽 度 超 过 4.1m 时 ， 其 两 侧 均 按 一 侧 支 挡 士 板 考虑 。 按 槽 坑 一 侧 支撑 挡 士 板 面 
职 计算 时 ， 工 日 数 乘 以 系数 1.33， 除 挡 土 板 外 ， 其 他 材料 乘 以 系数 2。 

【 例 4-24] 沟 槽 开 挖 ， 宽 4.5m， 采 用 木 挡 土 板 ( 密 撑 、 木 支撑 ) 坚 板 横 撑 ， 确 定 
定额 子 目 、 基 价 。 

【 解 】 套 用 定额 子 目 : [1-203]H И 

换算 后 的 基价 =1 siressa воа 0 000.00 

=2 191( 元 /100m2) ы 
(5) Е ЗС, ВОЙНЕ ЖЖ 0.61. , =} 
[414-25] 某 井 字 支 撑 采 用 木 挡 土 板 、 钢 支撑 确定 定额 子 目 、 基 价 。 
【 解 】 套 用 定额 子 目 : [1-206]H а X, 
换算 后 的 基价 =994x0.61 = воба) 

(6) 钢 制 桩 挡 土 板 支撑 定额 仅 包 括 和 安装、 拆除 费用 ， 未 包括 钢 制 桩 ( 档 钢 ) 
的 打 拔 费用 ， 钢 制 桩 ( 槽 钢 ) 的 打 u ST T R p: 的 相应 定额 执行 。 


- гр Ж 
А 特别 提示 、 x 


Мика. Изд ТТТ 
kami. < За: ан 

























































































拆除 工程 


拆除 工程 包括 拆除 旧 路 、 拆 除 人 行道 、 拆 除 侧 平 石 、 拆 除 混凝土 管道 、 拆 除 金 
属 管道 、 拆 除 镀 锌 管 、 拆 除 砖 石 构筑 物 、 拆 除 混 凝 土 障碍 物 、 伐 树 、 挖 树 范 、 路 面 
羡 毛 、 铣 刨 机 铣 刨 沥青 路 面 等 相应 子 目 。 

1. 工程 量 计算 规则 

(1) 拆除 旧 路 及 人 行道 按 实际 拆除 面积 以 m° 为 单位 计算 。 

(2) 拆除 侧 、 平 石 及 各 类 管道 按 长 度 以 m 为 单位 计算 。 

(3) 拆除 构筑 物 及 障碍 物 按 其 实体 体积 以 mi 为 单位 计算 。 

(4) 伐 树 、 挖 树 莞 都 按 实 挖 数 以 棵 为 单位 计算 。 


从 知识 链接 
树 范 是 指 树 代 掉 主干 后 ， 留 下 的 树 根 和 少量 树干 的 部 分 . 




















Xxl 


【参考 图 文 】 


A 
A 
ПП 市 履 工程 计量 与 计价 第 = 版 ) 








(5) 路 面 羡 毛 、 路 面 铣 刨 按 施 工 组 织 设计 的 面 


度 大 于 5cm 时 须 分 层 铣 刨 。 
2. 定额 套用 及 换算 说 明 








积 以 m 为 单位 计算 。 铣 刨 路 面 厚 








(1) 拆除 工程 定额 均 不 包括 挖 土方 ， 控 土方 按 “ 土 石 方 工程 ”有 关子 目 执行 。 
(2) 机 械 拆除 项 目 中 包括 人 工 配 合作 业 。 





(3) 拆除 后 的 | 
行 计算 运费 并 扣除 回收 价值 。 
(4) 管道 拆除 要 求 拆除 后 的 | 





加 














(5) 拆除 混凝土 管道 未 包括 拆除 基础 及 垫 层 用 工 。 基 础 及 垫 层 拆 


相应 定额 执行 。 
(6) 在 市 区 建成 区 ， 结 合 给 水 、 排 水 、 














日 料 应 整理 干净 就 近 堆放 整齐 。 如 需 运 至 指定 地 点 回收 利用 ， 











则 另 








日 管 保持 基本 完好 ， 破 坏 性 拆除 不 得 套用 本 章 定额 。 


除 按 “ 拆 除 工程 ” 





E 


控 道 路面 层 、 基 











时 ， 计 算 翻 挖 (拆除 ) 沟 档 范 围 内 的 道路 
道路 结构 层 所 占 体积 ,不 得 重复 计算 ， 
度 计算 。 

(7) 本 定额 不 适用 于 特殊 结构 拆除 ， 
协商 解决 。 

(8) тени, 
O) ATIRI, Si) 
ВНИЗ H: ИШИНЕ 
(10) 拆除 井深 在 区 
人 工 乘 以 系数 1.10 拆除 
【 例 4-26 工 % 
шй, аттан. Ж 
НЯНЯ 

“套用 定额 子 目 : 


SH 


14 





沟 槽 深度 


мнт 工程 ， 


材料 组 成 情况 套用 无 骨 料 多 合 
БЕЛЕ? 
a 

i 砌 构筑 物 时 ,、 人 人 
KARAREN Wm FERRIERE, ЖИЛ 














Козге 
面 层 жел 上 方 部 分 计算 应 扣除 


На 至 道路 面 层 减 去 结构 层 厚 
生 时 由 承 发 包 双 方 
若 发 生 则 另行 计算 。 


土 或 有 骨 料 多 
FE 除 混凝土 类 面 层 (无 筋 ) 子 目 。 





乘 以 系数 1.31: 拆除 石 彻 检查 并 时 
ЖЕШ АЖ 1.17. 


需 分 成 两 层 : 3cm+4cm 


[1-295]x2+[1-296] 


基价 =3 959x2+245=8 163( 元 /1 000m2) 


【 例 4-27】 
基价 。 
【 解 】 套 用 定额 子 目 : 





[1-274]H 


某 改 建 工程 ， 拆 除 原 有 石 砌 检查 井 ， 井 深 为 sm， 确定 定额 子 目 及 


基价 =584.37x1.31x1.10=842( 元 /10m3) 


脚手架 及 其 他 工程 


脚手架 及 其 他 工程 包括 脚 手 
车 运输 4 
输 混凝土 、 井 点 降水 、 

1. 脚手架 

1) 工程 量 计算 规则 





架 、 

















(1) 墙 面 脚 手 架 工程 量 按 墙 面 水 平 边线 长 度 乘 以 墙 
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浇 混 凝 土 用 仓 面 脚 手 、 人 力 运 输 小 型 构件 、 汽 
\ 型 构件 、 汽 车 运 水 、 双 轮 车 场 内 运 成 型 钢筋 及 混凝土 ( 熟 料 、 机 动 翻斗 车 运 
湿 土 排水 、 抽 水 、 彩 钢板 施工 护栏 等 相应 子 目 。 











以 m 为 单位 计算 。 


砌 筑 高 度 ， 
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(2) 柱 形 砌 体 按 图 示 柱 结构 外 围 周 长 另 加 3.6m 乘 以 砌 筑 高 度 ， 以 m? 为 单位 计算 。 
(3) 浇筑 混凝土 用 仓 面 脚 手 按 仓 面 的 水 平面 积 以 m? 为 单位 计算 。 
[414-281 某 柱 形 砌 体 砌 筑 高 度 为 3m, 截面 为 0.9mx0.6m, АҢ ЖЛ] АНА Ji + 
架 ， 试 计算 脚手架 工程 量 ， 并 确定 套用 定额 子 目 . 
【 解 】 工 程 量 =[(0.9+0.6)x2+3.6]x3=19.8(m”) 
定额 子 目 编号 : [1-297] 
2) 定额 套用 及 换算 说 明 
(Т) 砌 筑 物 高 度 超过 1.2m 时 可 计算 脚手架 搭 拆 费 用 。 
(2) 脚手架 定额 中 钢管 脚手架 已 包括 和 斜 道 及 拐弯 平台 的 搭设 。 
o 仓 面 脚 手 不 包括 斜 道 ， 若 发 生 则 另 按 建筑 工程 预算 定额 中 脚手架 斜 道 计算 。 但 使 
井 字 架 或 吊 扒 杆 转运 施工 材料 时 ， 不 再 计算 斜 道 费 用 。 д. 
(4) 对 无 筋 或 单 层 布 筋 的 基础 和 垫 层 不 计算 仓 面 脚 手 费 < А, 
(5) 桥梁 支架 套用 第 三 册 《 桥 梁 工 程 》 中 SH. 
2. 半成品 、 小 型 构件 等 场 内 运输 





























































































































1) 工程 量 计算 规则 U 

(1) 小 型 构件 场 内 运输 的 工 панно m° 为 单位 计算 。 

(2) % wasasapa оя 

(3) 场 内 运输 成 品 О 5 单位 计算 。 _ 

(4) 场 内 运输 混凝土 按 其 体积 以 BY 为 单位 计算 。 Ж» 

2) 定额 套用 及 换算 说 明志 

(1) 小 型 构件 、 253 А 预制 或 拌 制 ,- 和 过 用 于 按 成 品 价 购 入 ， 如 预制 人 行道 
板 、 商 品 混凝土 等 3 жу 

(2) пы 体积 在 (шау 以 内 ， 质 量 在 100kg 以 内 的 各 类 现场 预制 
构件 。 

(3) 小 型 构件 、 半 成 品 运输 距离 按 预制 、 加 工场 地 取 料 中 心 至 施工 现场 使 用 中 心 的 距 
离 计 算 。 

(4) 桥涵 工程 、 排 水 工程 册 定额 子 目 中 已 考虑 了 半成品 场 内 运输 距离 150m， 实 际 运 距 
超过 时 ， 按 超出 部 分 套用 每 增 子 目 。 

【 例 4-29】 某 排水 管道 平 基 采 用 现场 自 拌 水 泥 混凝土 ， 采 用 机 动 翻斗 车 运输 ， 运 距 为 
270m， 确 定 其 场 内 运输 套用 的 定额 子 目 及 基价 。 

【 解 】 超 运 距 : 270-150=120(m) 

定额 子 目 编号 : [1-320] 
基价 =18( 元 /10m3) 

3. 排 、 降 水 ， 抽 水 

1) 工程 量 计算 规则 

(1) 湿 土 排水 工程 量 按 所 挖 湿 方 量 以 mi 为 单位 计算 。 

(2) 抽水 工程 量 按 所 需 或 实际 的 排水 量 以 mi 为 单位 计算 。 

(3) 井 点 降水 。 
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市 政工 程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 








ІШЕ [s] O 轻型 井 点 、 喷 射 井 点 、 大 口径 井 点 的 采用 由 施工 组 织 设计 确定 。 


一 般 情 况 下 ， 降 水 深度 6m 以 内 采用 轻型 井 点 ， 降 水 深度 6m 以 上 30m 以 内 采 
BAE RSE 用 相应 的 喷射 井 点 ， 特 殊 情 况 下 可 选用 大 口径 井 点 。 
【参考 图 文 】 @ 井 点 间距 根据 地 质 和 降水 要 求 由 施工 组 织 设 计 确 定 。 
一 般 轻 型 井 点 管 间距 为 1.2m， 喷 射 井 点 管 间距 为 2.Sm， 大 口径 井 点 管 间 距 为 
10m。 






































@ 井 点 使 用 时 间 ( 天 数 ) 按 施工 组 织 设计 确定 。 
给、 知识 链接 
并 点 使 用 天 数 在 编制 招标 控制 价 时 可 参考 表 4-8 计算 。 , 
表 4-8 ”排水 管道 采用 轻型 井 点 降水 使 用 


管 径 (mm 以 内 ) 开 槽 埋 管 /天 / 套 ) 管 径 (mi 以 内 ) FRERE) 









: 本 表 适 用 于 混凝土 м ыч 管 开 槽 埋 管 ， М 使 用 量 乘 以 系数 0.7 计算 。 
© 轻型 并 点 、 В па а 括 : 井 点 安装 、 井 点 拆除 、 


у 








А зане) ВАННЫЕ ТІЛІ 
ТТ TPE ERE AUE DDD fii SE 
ЕТТЕ А 
天 按 24 外 时 计算 。 
© 轻型 井 点 50 根 为 一 套 ,尾数 25 根 以 内 的 按 0.5 套 ,超过 25 根 的 按 一 套 计 算 。 
喷射 井 点 30 根 为 一 套 ， 累计 根 数 不 足 一 套 者 按 一 套 计算 ， 大 口径 井 点 以 10 根 为 一 
套 ， 累 计 根 数 不 足 一 套 者 按 一 套 计 算 。 
2) 定额 套用 及 换算 说 明 
(1) 抽水 定额 适用 于 池塘 、 河 道 、 围 卉 等 排水 项 目 。 
(2) 井 点 降水 项 目 适用 于 地 下 水 位 较 高 的 粉 砂 士 、 砂 质 粉 十 、 竺 质 粉 土 或 淤泥 质 
夹 游 层 砂 性 土 的 地 层 。 如 采用 其 他 降水 方法 如 深井 降水 、 集 水 井 排水 等 ， 施 工 单位 
可 自行 补充 。 
(з) 喷射 井 点 定额 包括 两 根 观察 孔 制作 。 喷 射 井 管 包括 了 内 管 和 外 管 。 
(а) 井 点 材料 使 用 捧 销 量 中 已 包括 井 点 拆除 时 的 材料 损耗 量 。 
(5) 井 点 降水 过 程 中 ， 如 需 提供 资料 ， 则 水 位 监测 和 资料 整理 费用 另 计 
(6) 井 点 降水 成 孔 过 程 中 产生 的 泥水 处 理 及 控 沟 排 水 工作 应 另行 计算 。 遇 有 天 然 
水 源 可 用 时 ， 不 计 水 费 。 
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(7) 井 点 降水 必须 保证 连续 供电 , 在 电源 无 保证 的 情况 下 , 使 用 备用 电源 的 费 
另 计 。 

【 例 4-30] 某 管 道 工 程 YI1~ Y4 段 开 槽 施工 采用 单 排 轻 型 井 点 降水 ， 井 点 管 间 
距 为 1.2m; 管道 平面 图 如 图 4.10 所 示 ， 管 材 为 钢筋 混凝土 管 ， 计 算 该 管道 开 挖 时 轻 
型 井 点 的 工程 量 ， 并 确定 套用 的 定额 子 目 。 


Y3 
Y480020010 600-40-10 12 503045 Yl 


2. 
n 6.580 6.670 
УД СУД 4.790] 4.890 一 
图 4.10 某 管道 工程 Y1~Y4 的 管道 平面 图 = 

【 解 】 管 段 总 长 =30+40+20=90(m) № 

井 点 管 根 数 : 90=1.2+1=76( 根 ) 254 

井 点 安装 工程 量 -76 根 ， 定 额 子 目 编号 : [1-323 1% 

井 点 拆除 工程 量 =76 根 ， 定 额 子 目 编号 : É 32 ты 

— ВЫ. 
-Ү2 В: 30:12-25( 根 ), 为 05 Ф, To 10 天 ,使 用 工程 量 -0.5x10-5 






































(ғ. ya 
Y2- ҮЗ 段 : 40+1.2= PAN; Ко 使 用 天 数 为 1 使 用 工程 量 =1x10=10 

(@- ж) ЖҮ 

Y3 ~ Y4 8: 20+1.2= о 0.5 Ж, клх 12%. 使 用 工程 量 =0.5x12=6 

(ғ. Ж) зені 

Нк =5+10+6= -21(®Җ), 额 子 目 编号 : [1-325] 

4， 彩 钢板 施工 护栏 % 

1) тенями 

彩 钢 板 施 工 护 栏 定额 子 目 分 基础 及 护栏 ， 按 其 垂直 投影 面积 以 岂 计 算 。 

2) 定额 套用 及 换算 说 明 

定额 中 彩 钢板 捧 销 按 5 次 考虑 ， 护 栏 基础 为 单 面 水 泥 砂浆 粉刷 。 


护坡 、 挡 土 墙 


护坡 、 挡 土 墙 工程 包括 抛 石 、 石 笼 ， 砂 石 滤 层 、 滤 沟 ， 确 护坡 、 台 阶 ， 压 项， g 5 
次 砌 、 现 浇 挡 土 墙 ， 干 砌 块 石 基础 、 挡 土 墙 ， 勾 缝 ， 伸 缩 颖 等 相应 子 目 。 回 
1. 工程 量 计算 规划 【参考 图 文 】 
(1) 抛 石 工程 量 按 设计 断面 以 mi 为 单位 计算 。 
(2) 块 石 护 底 、 护 坡 按 不 同 平面 厚度 以 m 为 单位 计算 。 
(3) 块 石 坡 脚 砌 筑 高 度 超过 1.2m， 需 搭设 脚手架 时 ， 可 按 脚手架 工程 相应 项 目 
计算 ， 块 石 护 脚 在 自然 地 面 以 下 砌 筑 时 ， 不 计算 脚手架 费用 
(4) 浆 砌 料 石 、 预 制 块 的 体积 按 设计 断面 以 mi 为 单位 计算 。 
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(5) 浆 砌 台阶 以 设计 断面 的 实 砌 体积 计算 。 
(6) 砂 石 滤 沟 按 设计 尺寸 以 mi 为 单位 计算 。 
(7) 伸缩 缝 按 缝 宽 按 实际 铺设 的 面积 以 m 为 单位 计算 。 


«ЧУ 特别 提示 


伸缩 颖 工程 量 按 实际 铺设 高 度 乘 以 铺设 宽度 计算 ， 铺 设 高 度 按 护 坡 、 挡 土 墙 的 基础 底 
到 压顶 顶部 的 全 高 计算 ， 不 包括 基础 下 方 的 热 层 的 高 度 (厚度 )。 

2， 定额 套用 及 换算 说 明 

(1) 护坡 、 挡 土 墙 适用 于 市 政工 程 道路 、 城 市 内 河 的 护坡 和 描 土 墙 工程 。 

仿古 第 以 人 入 和 多 丝 制作 ,每 个 体积 按 0.5m 计算 , БЕН ЛИК ИИН 
时 ， 可 按 实 际 情况 调整 。 

O) 挡 土 墙 工程 需 拱 脚 手 架 的 ， 执 行 脚手架 定额 。 K 

ke tuya 024 工 日 、 水 0.5ma。 

(5) 护坡 、 挡 土 墙 的 基础 、 钢 筋 可 套 工程 》 的 相应 子 目 。 

【 例 4-31】 菜 道路 两 侧 挡 培 结构 如 图 >4N 所 示 ， 挡 墙 设置 位 置 、 高 度 等 基本 数据 见 
表 4.9 和 表 4-10, ИН 15m R — £ ое 
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表 4-9 挡 土 墙 基 本 数据 1 



























位 置 挡 墙 设置 桩 号 间距 Lim 断面 积 Am? 





1.5x16=24 


1.75х20-35 
北 侧 


2.5x20=50 
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Га а] 
E 
【参考 图 文 】 
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2,4 171.5+118.63 
XL 9+9 
挡 土 墙 总 长 =91+91=182(m) 
根据 万 =1.6m ， 利 用 表 4-9 的 数据 ， 用 插入 法 可 计算 挡 墙 的 各 部 尺寸 数据 。 
(1) RERE: 根据 万 =1.6m 用 插入 法 计算 В=(1.43-1.17)/5х1+1.17 = 1.22(m) 
垫 层 体积 =(1.22+0.4)x0.2x182=58.97(m;) 
(2) 浆 砌 块 石 基础 : 内 插 法 计算 得 H.=0.26m, H;=0.42m 
浆 砌 块 石 基础 体积 =(0.26+0.42)/2x1.22x182 = 75.49(m°) 
(3) 墙 身 ， 内 插 法 计算 得 Hi=0.98m，b1=0.16m，bs=0.138m 
浆 砌 块 石 墙 身体 积 =[(0.5+0.92)/2x0.98+0.14]x182 = 152.12(m°) 


【 解 】 挡 土 墙 平 均 高 度 及 = =1.6(m) 














(4) ТИ: 0.55x0.2x182 = 20(m°) I ° 
(5) 水 泥 砂浆 勾 缝 ( 挡 墙 外 露面 的 侧面 积 ) <S 
内 插 法 计算 得 Н, у 
(m) 


勾 颖 面积 =0.98x1 
(6) 沉降 颖 计算: 根据 万 =1.6m 用 插 yu bi=16cm, Әҙ-14ст, b=92cm, 
B=122cm, Н|-98ст, H,=26cm, Аз 
每 条 沉降 颖 断面 я. 26+ ae еее 5+0.92)/2x0.98+0.14( 墙 身 )+ 

















м 1 .36(m° ) 
4} 15m 设 - KUKEN а 106 
ЗЛЕТИ. Зб 10-136т? КАШ 


ла үзік қ 


Е UTA 
рана, са, naa яса митин ина 
工程 量 。 


地 下 连续 


也 下 连续 墙 工程 定额 包括 导 墙 、 挖 土 成 槽 、 钢 筋 笼 制作 、 吊 运 就 位 、 锁 口 管 吊 
拔 、 浇 的 混凝土 连续 墙 、 大 型 支撑 基 坑 土方 、 大 型 支撑 安装 及 拆除 等 相应 子 目 。 
1. 工程 量 计算 规则 
а) 导 墙 开 挖 按 设计 长 度 x 开 挖 宽度 x 开 挖 深度 以 m 为 单位 计算 , 浇 捣 混凝土 按 
设计 图 示 以 m 为 单位 计算 。 
(2) 成 槽 工程 量 按 设 计 长 度 x 乘 墙 厚 x 成 槽 深度 (自然 地 坪 至 连续 墙 底 加 超 深 
0.5m), ВА т? 为 单位 计算 。 泥 浆 池 建 拆 、 泥 浆 外 运 工程 量 按 成 本 工程 量 计算 。 
(3) 连续 墙 混凝土 浇筑 工程 量 按 设计 长 度 乘 x 墙 厚 x( 墙 深 +0.5m), 以 mi 为 单位 计算 。 
(4) 锁 口 管 吊 拔 及 清 底 置换 以 段 为 单位 ( 即 槽 壁 单 元 槽 段 ) 计 算 ， 锁 口 管 吊 拔 按 连 
续 墙 段 数 计算 ， 定 额 中 已 包括 锁 口 管 的 摊 销 费 
























































z4: ЕЕ 





2. 定额 套用 及 换算 说 明 

(1) 适用 于 在 黏 士 、 砂 土 及 冲 填 土 等 软 土 层 地 下 连续 墙 工程 ， 以 及 采用 大 型 支撑 
围 护 的 基 坑 土方 工程 。 

(3) 地 下 连续 墙 导 墙 、 挖 土 成 模 土 方 的 运输 、 回 填 ， 套 用 土石 方 工程 相应 定额。 

(4) 泥浆 池 搭 拆 套 用 第 三 册 《 桥 涵 工 程 》 相 应 定额 ， 废 浆 处 理 及 外 运费 用 另 计 。 

(5) 钢筋 笼 制作 包括 台 模 摊 销 费 ， 定 额 中 预 埋 件 用 量 与 实际 用 量 有 差异 时 允许 调整 。 

(6) 大 型 支撑 基 坑 开 挖 定额 适用 于 地 下 连续 墙 、 混 凝 土 板 桩 、 钢 板 桩 等 作 围 护 的 
跨度 大 于 8m 的 深 基 坑 开 挖 。 定额 中 已 包括 湿 土 排水 , 若 需 采用 井 点 降水 或 支撑 安 拆 
需 打 拔 中 心 稳定 桩 等 ， 其 费用 另行 计算 。 计 取 井 点 排水 费用 后 ， 需 扣除 定额 中 的 污 
水 泵 数量 。 




































































































































































(7) 大 型 支撑 基 坑 开 挖 由 于 场地 狭小 只 能 单 面 施工 时 ， L. 4-11 进行 


ж 


单 边 停机 施工 





地 基 加 固 、 


地 基 加 固 、 围 护 及 Zaa. бн. 高 压 s. 深层 水 泥 
WE MRE AA RE E FL E 《地 下 监测 孔 布置 、 监 控 测 
相应 子 目 。 г AT Ж © 
1 工程 量 计算 规则 ! 
1) 分 层 注 和 
(1) 钻 孔 按 设计 图 纸 规定 深度 以 m 为 单位 计算 。 
(2) 注 浆 数量 按 设计 图 纸 注 明 体积 计算 。 
2) 压 密 注 浆 
(1) 钻 孔 按 设计 图 纸 规定 深度 以 m 为 单位 计算 。 
(2) 注 浆 : 
Q@ 设计 图 纸 明确 加 固 土 体 体积 的 ， 按 设计 图 纸 注 明 的 体积 计算 ; 
@ 设计 图 纸 以 布点 形式 图 示 土 体 加 固 范围 的 , 则 按 两 孔 间 距 的 一 半 作 为 扩散 半 
径 ， 以 布点 边线 各 加 扩散 半径 ， 形 成 计算 平面 ， 计 算 注 浆 体积 
© 如 设计 图 纸 注 浆 点 在 钻 孔 灌注 桩 之 间 , 按 两 注 浆 孔 距 的 一 半 作 为 每 孔 的 扩散 






































































































































半径 ， 依 此 圆柱 体积 计算 注 浆 体积 。 Бере 
3) 高 压 旋 喷 桩 х 
(1) 钻 孔 按 原 地 面 至 设计 柱 底 底面 的 距离 以 “延长 米 ” 为 单位 计算 。 Ё 
(2) 喷 浆 按 设 计 加 固 桩 截面 面积 以 m° 为 单位 计算 。 ҮПҮ 
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4) 深层 水 泥 搅 拌 桩 





(1) 水 泥 搅拌 桩 工程 量 不 分 单 头 、 双 头 和 三 轴 ， 均 按 单 个 圆 形 截面 积 乘 以 桩 长 计算 ， 
不 扣除 重 又 部 分 的 面积 。 设 计 无 明确 规定 时 , 桩 长 按 设计 桩 项 标高 至 桩 底 长 度 另 加 0.5m 计 

















Я; 若 设计 桩 项 标高 至 打桩 前 的 原 地 面 高 差 小 于 0.5m 时 ， 另 加 长 度 按 实际 计算 。 
(2) 空 搅 部 分 的 长 度 按 原 地 面 至 设计 桩 顶 面 的 长 度 减 去 另 加 长 度 计 算 。 














(3) 采用 SMW 工法 围 护 桩 施工 时 , 水 泥 搅拌 桩 中 的 插 、 拔 型 钢 工 程 量 按 设 计 图 示 型 钢 





质量 以 t 为 单位 计算 。 
5) 碎 石 振 冲 桩 
碎 石 振 冲 桩 按 设 计 桩 长 以 m 为 单位 计算 。 
6) 监测 点 布置 
监测 点 布置 工程 量 由 施工 组 织 设计 确定 。 
7) 监控 测试 


















位 ， 监 测 时 间 由 施工 组 织 设计 确定 。 
2， 定额 套用 及 换算 说 明 





段 进行 编制 。 


地 基 加 固 是 控制 地 表 沉 降 ， ал, 降低 土 体 渗透 系数 的 一 个 手段 ， 适 用 于 


深 基 坑 底部 稳定 、 мне т. 固 等 。 























于 需 监测 的 工程 项 目 ， 点 布置 和 监测 
据 ， танаш? сз 








(1) 本 章 定额 按 软 土地 层 建 筑 地 - ннан 围 护 工艺 和 监测 手 


监测 是 地 下 构筑 物 建 并 spt БЕ ТАЕ нш ЗЕР МЕННЕН. ЖЖЕНИЕ 
ил 


监控 测试 以 一 个 施工 区 域内 监控 三 os 以 “组 日 ”为 计量 单 





监测 点 布置 分 为 地 表 和 地 下 两 部 分 ， РИ 与 定额 不 同时 可 内 插 计算 。 
(2) тк 用 的 浆 体 材料 (水 泥 、 HAR, 外 加 剂 等 ) 用 量 应 按 设计 含量 调整 。 





(3) 深层 术 泥 搅拌 桩 。 


O 单 、 双 头 深层 水 泥 搅拌 柱 ， 三 轴 水 泥 搅 拌 桩 定额 的 水 泥 挫 入 量 分 别 按 加 固 土 重 


(1 800kg/m3) 的 13% 和 18% 考 虑 ， 如 设计 不 同时 按 每 增 减 1% 定 额 计算 。 











© 单 、 双 头 水 泥 搅拌 桩 定额 已 综合 考虑 了 正常 施工 工艺 所 需 的 重复 喷 浆 ( 粉 ) 和 搅拌 。 
© 三 轴 水 泥 搅拌 桩 定额 按 二 搅 二 喷 施 工 工艺 考虑 ， 设 计 不 同时 ， 每 增 ( 减 ) 一 搅 一 喷 按 


相应 定额 的 人 工 和 机 械 费 增 ( 减 )40%。 











@ 插 、 拔 型 钢 定额 中 已 综合 考虑 了 正常 施工 条 件 下 的 型 钢 损耗 和 周转 挫 销 量 。 
© 三 轴 水 泥 搅拌 桩 设计 要 求全 断面 套 打 时 ， 相 应 定额 的 人 工 及 机 械 乘 以 系数 1.5, 3 
































ЖЖЖ. 
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© ЖӘЕ НИЯ ИИ И НИНА ЕЙ АСТ. ЗВЕНЕ ЭЛЕ Ж 0.5 计算 。 
© 深层 水 泥 搅拌 桩 单位 工程 打桩 工程 量 少 于 100m 时 , 打桩 定额 人 工 及 机 械 乘 以 系数 








125. 
(4) 高 压 旋 喷 桩 定额 已 综合 考虑 接头 处 的 复 喷 工 料 。 高 压 旋 喷 桩 中 设计 水 泥 
额 不 同时 应 调整 ， 设 计 水 泥 用 量 可 根据 设计 有 关 规 定 进行 调整 。 
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#4= ЕЕ 

















(5) 本 章 定额 不 包括 泥浆 处 理 和 微型 桩 的 钢筋 费用 ， 为 配合 土 体 快速 排水 需 打 砂 井 的 
费用 另 计 。 


ало 


附录 分 为 A、B、C 三 部 分 。 

附录 A 为 建筑 材料 的 配合 比 和 基价 , 包括 砂浆 、 混 凝 土 、 防 水 材料 、 垫 层 及 保温 材料 、 
耐酸 材料 、 干 混 砂 浆 的 配合 比 及 基价 。 

附录 в 为 工 、 料 、 机 单价 取 定 表 。 

附录 C 为 机 械 台 班 单独 计算 的 费用 ， 包 括 : 塔 式 起 重 机 、 施 工 电 梯 基 础 费用 ; №, Ж 
型 机 械 安装 拆 务 费用 ， 特 、 大 型 机 械 场 外 运输 费用 。 


















































挖 方 ， 施 工 横断 面 如 图 майт. RAZR, ЖЕ ЖИ £ Skm 处 的 弃置 点 ， 填 方 
密实 度 要 求 达到 95%. RE 定额 计价 模式 采用 江 站 单价 法 编制 本 土方 工程 的 投标 报价 。 

1， 确 定 施工 方案 “ Ж < 

(1) 挖 土 穴 主要 采用 挖掘 机 挖 土 并 装 划 ”机械 作业 不 到 的 地 方 用 人 工 开 挖 ， 人 工控 方 
量 按 总 挖 方 量 的 5% 考 虑 ; 用 机 动 翻斗 车 运 土 进行 场地 土方 平衡 , 由 土方 计算 表 可 知 土方 平 
衡 场 内 运 距 在 180m 内 。 
(2) 填 土 : 采用 内 燃 压路机 碾 压 密实 ， 每 层 厚度 不 超过 30cm， 并 分 层 检验 密实 度 ， 保 
证 每 层 密实 度 宇 95%。 

(3) 余 方 弃置 : 采用 自 务 汽车 运 土 ， 运 距 5km。 

2. 人材 机 单价 及 管理 费 、 利 润 、 风 险 费 率 及 施工 组 织 措施 各 项 费 率 的 取 定 

(1) 本 工程 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 单价 按 《 浙 江 省 市 政工 程 预算 定额 》(2010 版 ) 中 的 单 
价 取 定 。 

(2) 管理 费 按 人 工 费 + 机 械 费 的 20% 计 取 ， 利 润 按 人 工 费 + 机 械 费 的 10% 计 取 ， 风 险 费 
用 和 暂 不 考虑 。 

(3) 农民 工 工伤 保险 费 、 和 危险 作业 意外 伤害 保险 费 暂 不 考虑 。 本 工程 无 创 标 化 工程 要 
求 ， 本 工程 不 得 分 包 ， 本 工程 无 暂 列 金额 、 计 日 工 。 
(4) 各 项 组 织 措施 费 的 费 率 取 《 浙 江 省 建设 工程 施工 费用 定额 》(2010 版 ) 的 中 值 。 
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5.676 5.924 
Г r: 
桩 号 : 0+100.000 BE; 0+180.000 
路 中 心 挖 方 高 度 =0.044 路 中 心 挖 方 高 度 =0.016 
Ж: 宽 =17.287， 右 : 宽 =17.317 Ж: #=17.362, Ai: 宽 =17.368 
填 方 面积 =13.501， 挖 方面 积 =1.379 填 方面 积 -14.271， 控 方面 积 -0.954 
5.614 5.862 
= І 1 ГІ = f T L—— 
4:5: 0+080.000 ©: 0+160.000 
路 中 心 填 方 高 度 =0 024 路 中 心 填 方 高 度 =0.342 
Ж. #-17.416, 41: Ж: Й-І7.898, Zi: 宽 =17.918 
填 方面 积 =15.041， 挖 方面 积 =0.448 填 方 面积 =26.035， 挖 方面 积 =0.000 
5.552 ү 5.800 
天 一 一 一 e t 
性 号 ;0+060.000 0+140.000 
路 中 心 控 方 高 度 =0.838 Ei 高 度 =0.170 
Ж: =16.571, 47: #=16.637 = 708. Ай 217.645 
填 方 面积 =2.257， 挖 方面 积 =32.724 方面 积 =19.815， 挖 方面 积 =0.000 


= “сн 1 

#9: 0+040.000 а^ %% 
路 中 心 近 广 商 度 -2.20 \ _ 路 中 心 

Ж: 宽 =15.976， 右 : NY ‹ 

填 方 面积 =0.238， БУЛ 7443 


Шал2 某 市 风华 路 施 бив 


з. Яй ЕР я ж. SS 

(D) ABAID, НН ССАН Н ТЖЕ. 

ARABANI НО, НЕЕ АЗР ЕРА БУ, R 
定 余 方 外 运 或 缺 方 内 运 的 工程 量 。 本 道路 土方 工程 控 方 、 填 方 工程 量 计算 见 表 4-12. 


表 4-12 ， 控 方 、 填 方 工程 量 计算 表 

























































































桩 号 段 H/m? 填 方 /m? 
0+040—0+060 РТР 20801.67 p= 02238+2257 0 24.95 
0+060—0+080 y- ZATA о =331.72 ре 257 13041, зо 17298 
0+080—0+100 ганнар, х20-1827 y- BASO, 20 =285.42 
0+100~0+120 ү 27950000 20=13.79 y- SOHIR TAR, 503649 
0+120~0+140 y= 2000+ 00% „о =0.00 — s =379.63 
0+140~0+160 — „5 =0.00 у= Е x 20 =458.50 
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续 表 










y= 0.000 + 0.954 
2 


‚ 26.035 +14.271 


0+140—0+160 х20 =9.54 v= х20-403.06 








合 计 1 174.99 2041.03 





余 方 外 运 方 量 V=2 041.03-1 174.99х1.15-689.79(ш”) 
根据 挖 方 、 填 方 的 总 工程 量 ， 根 据 工程 施工 方案 ， 计 算出 机 械 挖 方 量 、 人 工 挖 方 量 ， 
考虑 场 内 土方 的 平衡 ， 其 中 人 工 所 挖 土方 均 用 于 回填 ， 部 分 机 械 挖 方 量 用 于 回填 、 部 分 机 


械 挖 方 量 外 运 。 
本 道路 土方 工程 分 部 分 项 项 目 工程 量 计算 见 表 4-13。 
表 4-13 ”分 部 分 项 工程 项 目 工程 量 计算 表 |< 
工程 量 计算 式 
2 041,03205%,=1 938.98(m°) 
2.041:03х5%=102.05(т?) 
~a 17499511155 1 351.24(m) 








ELEZA N 2 041.03-1 174.99x1.15=689.79 (m°) 











> 
(2) 分 部 分 项 工程 项 目 计价 ; .部 评 算 直 接 工程 费 (人 主客 F 时 料 费 + 施工 机 具 使 用 疏 )。 
根据 《浙江 省 市 政 НЕО (0010 MO, ; 作 多 定 各 分 部 分 项 工程 对 应 的 定额 子 目 
Я ЖИЕ Т ЙК, / 
费 = 忆 (分 部 分 项 工程 量 x 工 料 单价 ) (4-15) 
> 
































计算 结果 
表 4-14 市 政工 程 预 算 书 


LEEA бе ЖІ 
材料 费 
/元 










1.938 98 







7019.26 





7391.54 
(三 类 土 ) 


2 | 1-2 [Ат#+д=®+) 
机 动 翻 斗 车 运 土 ( 运 





1.0205 695.57 | 0.00 0.00 695.57 

































1-32 3.5124 4 886. | 46. 94 
3 Eš 180m 内 ) 13.512 886.08 | 0.00 |11846.86|16732.9 
а | 182 | 填 士 (压路机 碾 压 1.174 99 225.60 | 1733 | 2518.53 | 2761.46 
1-68+ |, КЕСЕ 
5 | божа | Я АЕ-ЕСЕЙЕ кт) | 1 000m | 0.689 79 000 | 2442 | 7096.84 | 7121.26 






















6 179.53 





28 481.49 | 34702.77 
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4. 施工 技术 措施 项 目 计量 与 计价 

(1) 施工 技术 措施 项 目 计 量 ， 即 计算 施工 技术 措施 项 目的 工程 量 。 

本 土方 工程 挖 土 主要 采用 挖掘 机 进行 ， 填 方 压 实 采用 压路机 进行 ， 施 工 技术 措施 主要 
考虑 大 型 机 械 进出 场 及 安 拆 ， 工 程 量 如 下 。 

lm 以 内 挖掘 机 进出 场 ，1 台 次 

压路机 进出 场 : 1 台 次 

(2) 施工 技术 措施 项 目 计价 ， 即 计算 施工 技术 措施 费 。 



































4. 《浙江 省 市 政工 程 预算 定额 》(2010 版 )， 先 确定 施工 技术 措施 项 目 对 应 的 定额 子 
号 ， 再 确定 其 工料 单价 ， 然 后 计算 施工 技术 措施 费 。 
施工 技术 措施 费 = (技术 措施 项 目 工程 量 x 工 料 单价 ) (4-16) 
本 土方 工程 施工 技术 措施 费 计算 结果 见 表 4-15。 | © 
№415 市 政工 程 预算 书 《AN 
CHAER: 某 市 风华 路 土方 工程 К | 第 1 页 













费 
т 编号 я 单位 数量 单价 /元 AK ин" 机 械 


号 шш 


ЫЗАТ [тех [шз 


К ЕСИ ИЕ 






2954.58 


2 560.33 
5 514.91 






5， 计 算 施工 组 织 措施 费 
施工 组 纳 措施 费 - ИК: uD ИЕ) (4-17) 
本 土方 工 的 新 并 基数 计算 如 下 < 

费 基数 =6 179.53+28 481.49+731+2 646.54=38 038.56( 元 ) 


А 特别 提示 


取 费 基数 是 预算 定额 分 部 分 项 工程 费 中 的 人 工 费 、 机 械 费 之 和 ， 包 括 分 部 分 项 项 目 和 
施工 技术 措施 项 目 中 的 人 工 费 、 机 械 费 之 和 .。 


根据 工程 的 实际 情况 ， 考 虑 计 取 安 全 文明 施工 费 、 施 工 扬尘 污染 防治 增加 费 、 工 程 定 
位 复 测 费 、 夜 间 施工 增加 费 、 己 完工 程 及 设备 保护 费 、 行 车 行人 干扰 增加 费 这 几 项 施工 组 
织 措施 ， 各 项 施工 组 织 措施 费 费 率 按 《 浙 江 省 建设 工程 施工 费用 定额 》(2010 版 ) 规 定 的 费 
率 范 围 的 中 值 确定 。 





















































本 土方 工程 施工 组 织 措施 费 计算 结果 见 表 4-16。 
#416 ”组织 措 施 项 目 费 计算 表 











项 目 名 称 
安全 文明 施工 费 
施工 扬 侍 污染 防治 增加 费 













38 038.56x10.61% 
38 038.56x2.00% 





4 035.89 
760.77 








#4= КЕ 目 》 预算 定额 应 用 









项 目 名 称 
工程 定位 复 测 费 

































3 38 038.56х0.04% 15.22 
4 夜间 施工 增加 费 38 038.56х0.03% | 11.41 
5 | 已 完工 程 及 设备 保护 费 38 038.56x0.04% | 15.22 
6 | 行车 、 行 人 干扰 增加 费 38 038.56x2.50% 950.96 
7 合计 


(1+2+3+4+5+6) 5 789.47 








6. 计算 企业 管理 费 、 利 润 、 风 险 费 用 
企业 管理 费 = 取 费 基数 x 管理 费 开 (4-18) 
利润 = 取 费 基数 x 利润 费 率 ЖА (4-19) 
本 土方 工程 企业 管理 费 、 利 润 计算 如 下 : KA 
企业 管理 费 =38 038. звхзо% = 76041 CO 
利润 =38 038.56x10% = 3 4%, №600) 
МНН РЕЯ (4-20) 
税金 =( 预 算 定 额 分 部 分 项 工 = На [组 织 措施 费 + 企 业 管理 费 + 利润 + 
(4-21) 





规 费 + 总 承包 服 хр 费 + 暂 列 金 ено 费 率 
工程 造价 = 预算 定额 分 部 分 项 工程 费 + 施 工 组 强 措 施 费 + 企业 管理 费 + 
б анна аши ИШИН. ГВ (4-22) 
本 土方 工程 的 工 ев 造价 计 ер 


7 < 表 4-17 аштын 序 表 
















































序号 费用 名 称 费用 计算 表达 式 金额 /元 
预算 定额 分 部 分 项 工程 费 E (分 部 分 项 工程 量 x 工 料 单价 ) 40 217.68 
其 中 “|1. 人 工 费 + 机 械 费 38 038.56 
施工 组 织 措施 费 2+3+4+5+6+7 5789.47 

2. 安全 文明 施工 费 1x10.61% 4 035.89 

3. 施工 扬尘 污染 防治 增加 费 | 1х2.00% 760.77 

其 ”|4. 工程 定位 复 测 费 1x0.04% 15.22 

5. 夜间 施工 增加 费 1x0.03% 11.41 

F |6. 已 完工 程 及 设备 保护 费 1x0.04% 15.22 

7. 行车 、 行 人 干扰 增加 费 |1х2.50% 950.96 

= | 企业 管理 费 1х20% 7 607.71 
四 ЖИН 1x10% 3 803.86 
五 “| 规 费 8+9 2 776.81 
其 中 8. 排污 费 、 社 保费 、 公 积 金 | 1x7.30% 2776.81 

9. 农民 工 工伤 保险 费 = 0.00 
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费用 名 称 





费用 计算 表达 式 





























六 | 危险 作业 意外 伤害 保险 费 = 0.00 
七 “| 总 承包 服务 费 - | о 
A | 风险 费 (一 + 二 + 三 + 由 + 五 4 六 + 七 )x0% | о 
九 | 和 暂 列 金额 一 ШЕТІ 
+ | 税金 二 + 三 + 四 + 五 + 六 + 七 + 八 + 九 )x3.577% | 2153.19 
十 一 | 建设 工程 造价 + 五 + 六 + 七 + 八 + 九 + 十 ) 62 348.72 

















@ 思考 题 与 习题 D A 


一 、 简 答题 j SN 
. EMRIN, «НЕА, ЖА, PERAR? 
， 控 、 运 湿 土 应 该 如 何 套用 定额 ? SS 


жаңалаған, повар ёт инаныр: 
АЛЖАН ААА тА а 是 按 湿 土 计算 ? 
a We ds T 把 岩石 分 成 哪 几 类 ? 
ЕТТЕ ТТІ ІН 
。 某 管道 沟 档 开 控 时 采用 期 板 桩 支撑， мт. тын» 
йын, re ен АА? 
тіл АЗЕ, РАЯ ВЕЕТ” j L30642 DEF]? 

10. тілдің, ЖЕЛ О? 

П. РЕЖЕ 4.1m， 其 挡 土 板 支撑 如 何 套用 定额 ? 

12.， 木 挡 土 板 支撑 采用 坚 板 、 模 撑 的 形式 时 ， 如 何 套用 定额 ? 

13. 人 工 拆除 三 渣 基层 套用 什么 定额 子 目 ”机 械 拆除 三 渣 基 层 套 用 什么 定额 子 目 ? 

14. J) RAS i# 15ст 厚 的 钢筋 混凝土 面 层 套用 什么 定额 子 目 ? МАН 15ст 厚 
的 钢筋 混凝土 面 层 套用 什么 定额 子 目 ? 

15. 什么 是 混凝土 小 型 构件 ? 

16. 某 基 坑 挖 土 时 采用 轻型 井 点 降水 ， 其 工程 量 包括 哪些 内 容 ? 如 何 计算 ? 

17. 彩 钢板 施工 护栏 工程 量 包 括 哪些 内 容 ? 如 何 计算 ? 

18， 浇 混凝土 用 仓 面 脚 手 工程 量 如 何 计算 ? 

19. 护坡 、 挡 士 墙 砌 筑 高 度 超过 多 少时 ， 可 以 考虑 脚手架 费用 ? 

20. 某 挡 土 墙 设 二 咎 三 油 伸缩 缝 ， 套 用 什么 定额 子 目 ? 

21. 大 型 支撑 基 坑 开 挖 定额 适用 条 件 是 什么 ? 

22. 地 下 连续 墙 工程 成 横 工程 量 计 算 时 ， 如 何 确 定 成 横 深 度 ? 连续 墙 混凝土 浇筑 工程 
量 如 何 计 算 ? 

23. 单 头 水 泥 捞 拌 桩 设计 水 泥 掺 入 量 与 定额 不 同时 ， 如 何 进 行 定额 的 换算 套用 ? 


x со з с л Әм - 
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24. КВт БЯ АИ, ATR АНАА? 

25. ЖОБАНЫ K BE НЯ? 费用 如 何 套用 定额 计算 ? 

26. 定额 计价 模式 下 ， 工 程 造 价 的 计算 的 基本 步骤 是 什么 ? 

二 、 计 算 题 

. 某 排 水 管道 工程 ， 检 查 间 热 层 现场 浇筑 施工 时 采用 非 系 送 的 商品 混凝土 ,混凝土 强 
ЖЗ вы C15， 确 定 套 用 的 定额 子 目 及 基价 。 

2. ЖДИ 2 И, АН АЛ Жы ж А, 混凝土 强度 等 级 为 C20, 
确定 套用 的 定额 子 目 及 基价 。 

3. 某 桥 梁 工程 承 台 混 凝 土 现场 浇筑 时 ， 采 用 非 泵 送 商 品 混凝土 ， 混 凝 土 强度 等 级 为 
C20， 确 定 套 用 的 定额 子 目 及 基价 。 

4. 3 Y1- Y3 雨水 管道 长 70m， 采 用 D600 钢 盘 混凝土 管道 1435° C15 钢筋 混凝土 条 
形 基础 。 已 知 原 地 面 平均 标高 为 4.300m， Ama ыны Ша 地 下 常 水 位 标高 为 
3.300m, 条 形 基础 宽度 为 0.88m, 土质 为 三 类 土 , ЖА, 模 边 作业 , ЗЕ ЖЖ, 30cm 
用 人 工 辅助 清 底 ， 试 计算 该 管道 沟 构 开 挖 的 工程 量 ， ион, 

5. Ж W1 - W2 污水 管道 长 30m, 采用 DN4 道 、 砂 基础 ,管道 外 径 为 450mm. 
已 知 原 地 面 平 均 标高 为 3.600m， ы “Aá 土质 为 一 二 类 土 , 采用 挖掘 机 
在 热 板 上 沿 沟 楼 方向 作业 ， 试 计算 ; Др Bont, 并 确定 套用 的 定额 子 目 及 基价 。 

6， 某 道路 路 基 工 程 ， 已 知 挖 士 2 ， 其 中 可 利用 2000m, EA 4000m, I 
场 挖 、 填 平衡 。 试 计算 余 土 外 活 量 认 Ala. x 

T. ео ЗЕЛЕ K 10m; E 4m, fb 048.5 6.80 -6860m， 承 台 底 标高 为 2.800m， 拟 
采用 垂直 开 挖 、 钢 板 柱 卖 接 。 试 计算 承 台 施工 时 的 

8.， 某 土方 工程 采用 90kW 履带 式 推土机 坡 ， 已 知 儿 道 坡度 为 8%, й КРБ 
离 为 40m， a ЖАЯ 40%; ERAZ 类 土 ， 确 定 推土机 推 土 套用 的 定额 子 
目 及 基价 

9. пе ass 坡度 为 17%， 儿 道 长 度 为 80m， 确 定 套用 的 定额 子 目 及 
基价 。 

10. XLA 500m 多 余 土 方 需 外 运 5km， 用 人 工 将 土方 装 至 自 纯 汽车 上 ， 再 用 自 纯 
车 外 运 ， 试 确定 该 工程 土方 外 运 套用 的 定额 子 目 及 基价 ， 并 计算 直接 工程 费 ( 人 工 费 + 机 械 
费 + 材 料 费 )。 

П. 某 土方 工程 采用 方 格 网 法 计算 挖 填 工 程 量 ， 方 格 网 的 边 长 为 20m， 某 方 格 网 4 个 
角 点 ( 顺 时 针 方 向 ) 的 施工 高 度 分 别 为 0.5m、-1.2m、-0.6m、0.8m， 计 算 该 方 格 网 的 挖 方 量 
和 填 方 量 。 

12. 人 工控 基 坑 流 砂 ， 挖 深 5m， 确 定 挖 深 超过 1.5m 部 分 套用 的 定额 子 目 及 基价 

13. 某 工程 卷 声 机 拔 6m 长 圆 木 柱 ， 距 现 有 河岸 线 1.3m, KR 0.9m, HA, MRE 
用 的 定额 子 目 及 基价 

14. № ЕЖЯЖТ 10m 长 构 形 钢板 桩 ， 儿 桩 、 两 级 土 ， 确 定 套用 的 定额 子 目 及 基价 。 

15. 某 桥 梁 承 台 施 工时 采用 编织 袋 围 堰 ， 施 工期 间 最 高 水 位 标高 为 Sm， 围 堰 处 河床 标 
高 为 1.0m， 堰 顶 宽 1.Sm， 堰 内 边 坡 为 1 : 1， 堰 外 边 坡 为 1 : 2， 围 堰 中 心 线 长 30m， 围 卉 
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所 需 黏 土 外 购 ， 单 价 为 18 元 /mm， 计 算 该 围 卉 的 工程 量 并 确定 套用 的 定额 子 目 及 基价 。 

16. 某 管道 沟 槽 开 挖 时 采用 木 挡 土 板 坚 板 、 横 撑 ( 密 排 、 木 支撑 )， 已 知 沟 槽 长 30m、 
宽 2.6m， 控 深 为 3m。 确 定 套用 的 定额 子 目 及 基价 ， 并 计算 该 支撑 工程 人 工 、 木 挡 土 板 的 
总 用 量 。 

17. 某 桥 梁 桥 台 开 挖 采用 钢 制 挡 土 板 坚 板 、 横 撑 ( 密 排 、 钢 支撑 )， 已 知 沟 槽 长 211m、 
Ў 2m， 挖 深 为 3m。 试 计算 该 支撑 工程 人 工 、 钢 挡 土 板 的 总 用 量 。 

18. 拆除 井深 4.5m 的 原 有 石 砌 检查 井 ， 确 定 套 用 的 定额 子 目 及 基价 。 

19. ЛЯ ӘЖ Tm 厚 粗 粒 式 沥青 混凝土 面 层 ， 确 定 套用 的 定额 子 目 及 
基价 。 

20. 某 柱 形 砌 休 ， 截 面 尺寸 为 1.0mx0.8m， 砌 筑 高 度 为 2.8m， 砌 筑 时 采用 单 排 钢管 脚 
手 架 。 计 算 脚 手 架 工程 量 ， 并 确定 套用 的 定额 子 目 及 基价 。 

21. WI- W6 污水 管道 采用 开 构 埋 管 ， 已 知 W1 ~ W3 管 和 К, ЖЖ 50т; W3 ~ 
W6 管 径 为 D600， 管 长 80m， 管 道 均 采用 钢筋 混凝土 管 \ 1353 钢筋 混凝土 条 形 基础 ， 沟 楼 
开 控 时 设 单 排 轻型 井 点 降水 。 试 计算 该 轻型 井 点 的 安 除 及 使 用 的 工程 量 。 

22， 某 排水 管道 条 形 基础 的 管 座 采用 现场 ， 采 用 机 动 翻斗 车 运输 ， 运 距 为 
500m， 确 定 其 场 内 运输 套用 的 定额 子 目 Аа 

23. 大 型 支撑 基 坑 开 挖 时 ， TRAIS 能 单 面 开 挖 , 开 挖 宽度 为 12m、 挖 深 为 6m， 
确定 基 坑 开 挖 套用 的 定额 子 目 及 基价 .| 

24. Ж т Zika 220, BATE 50 89m ， 确 定 套用 的 


定额 子 目 及 基价 。 A Қ ҚА 
"AN ж, | 
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1. AERTIRO, И, зек 换算 。 
2， 道 路 基层 工 则 、 计 算 方法 、 定额 的 套用 和 换算 。 
3. manra 算 规则 、 计 算 7 的 套用 和 换算 。 
4 AS 程 量 计算 规则 、 法 、 定 额 的 套用 和 换算 。 
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一 
Ё = 

某 道路 工程 ， 长 200m， 道 路 横断 面 为 4m 人 行道 +18m 车 行道 +4m 人 行道 ， 车 
行道 采用 水 泥 混 凝 土 路 面 ， 其 平面 图 、 路 面 结构 图 、 板 块 划 分 示意 图 、 伸 缩 颖 结构 
图 等 如 图 5.3 所 示 , 如 何 计算 水 泥 混 凝 土路 面 的 相关 工程 量 ? 有 哪些 项 目 要 计算 ? 如 
何 计算 ? 


‚ № 
<s 

《道路 工程 》 册 是 sirara 0 版 ) 的 第 二 册 , ФЗУ 

整形 、 道 路 基层 、 道 路 面 层 、 NE ， 共 4 章 ， 适 用 于 城镇 范围 内 新 

建 、 改 建 、 扩 建 的 市 政道 路 工程 ， тат 市 基础 设施 中 的 大 、 中 、 小 修 及 养护 

工程。 ҚУ 

а) ЖТ К Еа ЖУК Ж, 如 采用 其 他 水 源 ， 允 许 调整 





























换算 。 ES У ХХі, 
(2) 半成品 、 材料 及 其 规格 、 质量 和 配合 比 与 定 宗 不 同时 可 以 调整 换算 ， 但 人 工 、 
机 械 消耗 量 不 变 必 二 Жа. 
G) 定额 中 使 йени лжет 商品 混凝土 等 采用 成 品 价 购 入 的 
以 外 ) 均 不 包括 此 运 至 施工 作业 地 所 рай, 计算 时 ， 套 用 第 一 册 《 通 用 项 目 》 的 
相关 定 І 
(4) 道路 工程 中 如 遇 到 土石 方 工程 、 拆 除 工 程 、 挡 土 墙 及 护坡 工程 等 ， 可 套用 第 
册 《 通 用 项 目 》 的 相关 定额 。 
(5) 定额 中 的 工序 、 人 工 、 机 械 、 材 料 等 均 是 综合 取 定 的 。 
(6) 定额 的 多 合 土 项 目 按 现 场 拌和 考虑 ， 部 分 多 合 土 项 目 考 虑 了 厂 拌 。 
(7) 定额 凡 使 用 石灰 的 子 目 ， 均 不 包括 消解 石灰 的 工作 内 容 。 编 制 预算 中 ， 应 先 
计算 出 石灰 总 用 量 ， 然 后 套用 消解 石灰 子 目 。 
(8) 道路 工程 中 的 排水 项 目 ， 可 按 《 排 水 工程 》 的 相应 定额 执行 。 


































































































回 жала у RHE, E 











#5= акт 








灰 砂 柱 、 袋 装 砂 井 、 塑 料 排水 板 、 土 工 布 、 土 工 格 栅 、 水 泥 稳 定 土 、 路 基 填 筑 ) 等 相关 子 目 。 
工程 量 计算 规则 


(Т) 路 床 ( 槽 ) 碾 压 宽度 应 按 设 计 道路 底层 宽度 加 上 加 宽 值 计 算 , 加 宽 值 无 明确 规定 时 按 
底层 两 侧 各 加 25cm 计算 ， 人 行道 碾 压 加 宽 按 一 侧 计算 。 
“无 明确 规定 ”是 指 无 设计 注 明 或 施工 组 织 设计 无 明确 规定 。 


х 知识 链接 
路 床 碾 压 检验 一 般 指 车 行道 部 位 土路 基 。 











路 床 碾 压 检验 工程 量 =( 车 行道 结 полая де (5-1) 
人 行道 整形 万 压 一 般 指 整 人 行道 部 位 土路 基 的 整形 、 
人 行道 整形 研 压 =( 人 行道 结 MERE И 6-2) 


[9] 5-1] 茶道 路 长 300m， 有 
道路 路 床 整形 、 碾 压 的 工程 量 ， HAREA а ЖҮ) 
人 行道 {ул ‚\ 人 行道 











5.1 道路 横断 面 示意 图 


【 解 】 车 行道 部 位 : 路 床 ( 槽 ) 整 形 碾 压 工程 量 =(17.5+0.Sx2+0.25x2)x300=5 700(m2) 
定额 子 目 编号 : [2-1] 
人 行道 部 位 : 路 床 ( 槽 ) 整 形 工程 量 =(6+0.25)x300x2=3 750(т?) 


定额 子 目 编号 : [2-2] 

А 特别 提示 

车 行道 结构 层 底 宽 根 据 车 行道 宽度 、 车 行道 结构 计算 确定 。 图 5.1 所 示 沥青 混凝土 路 
面 车 行道 宽度 包括 平 石 宽 

人 行道 结构 层 底 宽 根 据 人 行道 宽度 、 人 行道 结构 计算 确定 。 图 示人 行道 宽度 包括 侧 
AR. 

(2) 路 基 盲 沟 工程 量 按 盲 沟 长 度 以 m 为 单位 计算 。 

(3) 石灰 砂 桩 工程 量 按 设计 桩 断面 设计 桩 长 以 mi 为 单位 计算 。 
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(5) 铺设 土工 合成 材料 (土工 布 、 土 工 格 栅 ) 工 程 量 按 设计 图 示 尺 寸 以 m 为 单位 


[о] 
[ө]: И. 
【参考 图 文 】 




















(6) 路 基 填 筑 按 填 筑 体积 以 mi 为 单位 计算 。 


定额 套用 及 换算 说 明 


(1) 路 床 ( 槽 ) 整 形 项 目的 内 容 包括 平均 厚度 10cm 以 内 的 人 工控 高 填 低 、 整 平 路 








床 ， 使 之 形成 设计 要 求 的 纵横 坡度 ， 并 应 经 压路机 碾 压 密实 。 








(2) 土 边 沟 成 型 项 目 综合 考虑 了 边 沟 挖 土 的 土 类 和 边 沟 两 侧 边 坡 培 整 面积 所 需 
的 挖 土 、 

















ЗЕ 50m 以 外 。 | 
о) пката аи i денилен 


相应 子 


计算 有 
ж 
定额 人 


Е. АННЕ: оини 
4 ғ 


H. 








(4) 砂 石 盲 沟 定额 断面 按 40mmx40 денин, 定额 按 比 例 换算 。 
(5) poaae GAL 钢筋 钳 轩 因素, 如 实际 发 生 可 按 实际 














关 费 





w. , 
额 中 土工 布 按 300g/m 0 ТУГ 150g/m2、200g/m2、400g/m2 It}, 
工分 别 乘 以 系数 0.7、Q.8、 1.2. x 
定额 中 土工 布 按 钙 继 计算 ， қайыны” se 以 系数 1.05。 
(6) ЖЕНЕ Tem НИ, ИРВИК 





同时 ， 可 按 砂 井 截 面积 比率 调整 




















HADBA E SULTE, 


土工 布 


es вла, IARAA WREE, 


200g/m*， 试 确定 定额 村 目 及 基价 。 


【 解 】 套 用 的 定额 子 目 为 : [2-18]H 


基价 =1 036+(0.8-1)x107.5+(1.05-1)x107.500x8.58 = 1 061( 元 /100m2) 


л 
о 
іш 
器 
Bit 
йй 








道路 基层 按 位 置 分 为 底 基层 (底层 )、 上 基层 。 定 额 中 上 基层 包括 石灰 粉 煤 灰 土 基 





层 、 石 灰 粉 煤 灰 碎 石 基层 、 石 灰 土 碎 石 基层 、 粉 煤 灰 三 渣 基层 、 水 泥 稳定 碎 石 基层 、 


水 泥 稳 定 碎 石 砂 基层 、 沥 青 稳 定 基 层 等 相关 子 目 。 定 额 中 底 基层 包括 砂砾 石 底层 


卵石 底 
子 目 。 



































层 、 碎 石 底层 、 块 石 底层 、 矿 渣 底层 、 塘 渣 底层 、 砂 底层 、 石 悄 底 层 等 相关 





#Б= есе рал) 





工程 量 计算 规则 
(1) 道路 基层 工程 量 按 设计 道路 基层 图 示 尺 寸 以 m? 为 单位 计算 。 
Ф 知识 链接 


Ap 和 特别 提示 


放 坡 铺设 的 道路 基层 的 工程 量 按 中 截面 的 面积 计算 。 


O 道路 工程 多 合 土 养生 面积 计算 ， 按 设计 基层 的 顶层 面积 以 m? 为 单位 计算 。 
O) 道路 基层 工程 量 计算 不 扣除 各 种 并 所 上 的 面积 。 ,人 KO 


定额 套用 及 换算 说 明 AN 


(1) 混合 料 基层 多 层次 铺 筑 时 ， КОК 养生 期 按 7 天 考虑 ， 其 用 水 量 已 
综合 在 顶层 多 合 土 养生 定额 内 ， 使 用 时 不 得 水 量 。 
(2) 各 种 底 、 и МАИ AS 46 2k 00 8 JU НЕ, З {ЕЗШЕ 
如 需 加 水 源 压 ， 加 水 量 可 另行 计 
а ав 
а) s rispas) 
相应 的 熟 料 运 输 定 额 。 $ 
(5) 多 合 土 基层 审 各 Е е 当 设计 配合 比 与 定额 不 符 时 ， 
ыы” {н А. ЛЖИ ЭШНЕН ЕНИ Ж. 


Ф 知识 链 


多 合 土 基层 配合 比 与 定额 不 同时 ， 有 关 的 材料 消耗 量 调整 的 计算 公式 如 下 : 
C=Ca: L/La (5-4) 
Аф “Ci 一 一 按 设计 配合 比 调整 后 的 材料 用 量 ; 
Cd 一 一 定额 配合 比 中 的 材料 用 量 ; 
LL 一 一 设计 配合 比 中 该 材料 的 百分比 
Zu 一 一 定额 配合 比 中 该 材料 的 百分比 


【 例 5-3】 某 道 路 工程 采用 机 拌 石灰 、 粉 煤 灰 、 碎 石 基层 ， 厚 20cm， 设 计 配 合 比 为 : 
石灰 : 粉 煤 灰 : 碎 石 =8 : 18 : 74， 试 确定 该 基层 套用 的 定额 子 目 及 基价 。 
【 解 】 套 用 的 定额 子 目 为 : [2-39]H 
定额 合 比 为 : 石灰 : 粉 煤 灰 : 碎 石 =10 : 20 : 70 
按 设 计 配合 比 调整 的 石灰 、 粉 煤 灰 、 碎 石 的 消耗 量 如 下 : 


灰 消 耗 量 =3.960x = =3.168(t) 














基层 工程 量 = 图 示 基 层 宽度 x 基 层 长 度 (5-3) 







































生 时 套用 第 - - 册 《 通 用 项 目 》 
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粉 煤 灰 消耗 量 =9.820x 18% 


20% 


° 
碎 石 消耗 量 =25.718x 1% -27.1 88(t) 
70% 





=8.838(1) 


基价 =543.52+3.168x230.00+8.838x120.00+27.188x49.00+6.3x2.95+10.88+122.29 
=3 817(72/100т?) 
或 者 

基价 =4 045+(3.168-3.960)x230.00+(8.838-9.820)x120.00+(27.188-25.718)x49.00 

=3 817( 元 /100m2) 

(6) 水 泥 稳定 基层 等 如 采用 厂 拌 ， 可 套用 厂 拌 粉 煤 灰 三 渣 基层 相应 子 目 ; 道路 基 
层 如 采用 沥青 混凝土 扒 铺 机 挫 铺 ， 可 套用 厂 拌 粉 煤 灰 三 渣 基层 (沥青 混凝土 扒 铺 机 挫 
铺 ) 相 应 子 目 ， 材 料 换算 ， 其 他 不 变 。 Р С» 

[415-4] 茶道 路 工程 采用 厂 拌 божу E, УЧ 18cm， 采 用 沥青 捧 铺 
МЕ, TH 6% 水 泥 稳定 碎 石 试 的 单价 为 ШЫ 定 定额 子 目 及 基价 
【 解 】 套 用 的 定额 子 目 为 : [2-49]H-[2-50]B; 
基价 =1 pe -87)x1.020]x2 = 2 179( 元 /100m2) 

(7) 定额 中 设 有 “每 增 减 ”的 子 适用 TEKEE 20cm 以 内 , 压 实 厚 度 在 20cm 
以 上 的 应 分 两 层 结构 层 铺 筑 。 < 

1415-51 某 路 拌 粉 煤 ES 销 筑 压 实 厚 度 为 38cm， 试 确定 定额 子 目 及 
基价 。 “Ы Хе 
За араа тетти 

ФЕ B H: [2-45]<2-[2-461%2- 

基 俐 =2 889х2-136х2-5 506(7:/100т?) 

以 ы Ж 
= кйш > 

ЖЕЛ А КЛ 25cm, ЗИЕД 5 ЖЛЛ ЫЕ ЖБИ, Ж 
用 内 插 法 计算 确定 定额 子 目 及 基价 。 

【 例 5-6】 某 工 程 人 机 配合 铺 筑 35cm 厚 塘 洼 底层 ， 试 确定 定额 子 目 及 基价 。 


【 解 】 套 用 的 定额 子 目 为 : [2-101]+([2-101]-[2-100])x2 
基价 =1 522-(1 522-1 220)x2=2 126( 元 /100m2) 
























































10581 

3 г 道路 面 层 包 括 简易 路 面 、 沥 青 表面 处 治 、 沥 青 贯 入 式 路 面 、 黑 色 碎 石 路 面 、 透 
回 层 、 粘 层 、 封 层 、 沥 青 混凝土 路 面 、 水 泥 混 凝 土路 面 及 路 面 钢 筋 、 养 生 、 伸 缩 缝 等 
【参考 图 文 】 相应 子 目 。 
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工程 量 计算 规则 
(1) 沥青 混凝土 .水泥 混凝土 及 其 他 类 型 路 面 工 程 量 按 设计 图 示 尺 寸 以 m? 为 单位 计算 。 
O 带 平 石 的 面 层 应 扣除 平 石 面积 。 


ZA, 特别 提示 


沥青 混凝土 路 面 工程 ， 图 示 车 行道 的 宽度 包括 两 侧 平 石 的 宽度 ， 在 计算 沥青 混凝土 路 
面 面 积 时 应 扣除 平 石 面 积 。 

@ 不 扣除 各 类 井 所 占 面 积 。 

@ 应 包括 交叉 口 转角 增加 的 面积 。 


















































па (5-5) 
O ялын «< 
交叉 口 转角 增加 面积 如 图 5.2 阴影 所 示 ， 4% XT. 
道路 正直 交 时 ， 每 个 转 А 积 =0.214 6R2 (5-6) 
道路 针 交 时 ， 每 个 转角 的 路 口 ыр —-0. “| (5-7) 


АФ R 一 转角 半径 ; 
一 转角 对 应 的 中 心 黎 ， 以 


Da 








R 


图 5.2 ”交叉 口 转角 面积 示意 图 
(2) 透 层 、 粘 层 、 封 层 工程 量 ， 按 实际 喷 酒 沥青 油料 的 面积 以 m 为 单位 计算 。 
х адве 


透 层 油 一 般 喷 洒 在 基层 顶 面 ， 让 油料 渗入 基层 后 方 可 铺 筑 沥青 混凝土 面 层 ， 使 基层 与 
沥青 面 层 之 间 良 好 粘 接 。 

粘 层 油 一 般 喷 酒 在 双 层 式 或 三 层 式 热 拌 沥青 混合 料 路 面 的 沥青 面 层 之 间 ， 使 沥青 面 层 
与 面 层 之 间 粘 成 整体 、 提 高 道路 的 整体 强度 。 

封 层 油 一 般 用 于 路 面 结构 层 的 连接 与 防护 ， 如 喷洒 在 需要 开放 交通 的 基层 上 ， 或 在 旧 
路 上 喷洒 进行 路 面 修复 ， 使 道路 表面 密封 ， 防 止 雨 水 侵入 道路 、 保 护 路 面 结构 层 、 防 止 表 
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面 磨耗 层 损坏 。 























(3) 水 泥 混凝土 路 面 钢 筋 、 模 板 、 养 生 、 刻 防滑 槽 、 伸 缩 颖 工程 量 计 算 规 则 。 








O 模板 工程 量 根据 施工 实际 情况 ， 按 与 混凝土 接触 面积 以 m° 为 单位 计算 。 








@ 钢筋 工程 量 按 钢 筋 质量 以 t 为 单位 计算 。 














钢筋 质量 G=0.00 617х4хЕ, (5-8) 
Ж G 一 一 钢筋 质量 ，kg 
4d 一 一 钢筋 直径 ，mm 
I 一 一 钢筋 长 度 ，m 


@ 伸缩 终 嵌 颖 工程 量 按 设 计 颖 长 x 设计 缝 深 以 m? 为 单位 计算 。 

© 饮 缝 机 锯 缝 工程 量 按 设 计 图 示 尺 寸 以 “延长 米 ” 计 算 ， Га 

© 路 面 刻 防滑 槽 工程 量 按 设 计 图 示 尺 寸 以 m ами Л? 

© 路 面 养生 工程 量 按 设计 图 示 尺 寸 以 m 为 单位 计算 4 

【 例 5-7] 某 水 泥 混 凝 土 道路 工程 如 图 5.3 所 示 ， Ж R 4 道 ， 水泥 混凝土 路 面 采用 
非 泵 送 商品 混凝土 ， 分 4 幅 浇筑 ， «я +з AR ТИ 5.3(е) Иж E 3848448 
口 ， 切 槽 深度 为 8em， 水 泥 混 凝 土 路 面 采 ， 计 算 主 路 水 泥 混 凝 土路 面相 关 的 














工程 量 (交叉 口 范 
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Жш 











C25 预 制 侧 石 
2стМТО ВЪЛК 





(b) 路 面 结构 图 
图 5.3 水 泥 混凝土 道路 工程 图 


#5= Ысак Ера 






















































































填 缝 料 
Fal ң 
+ і + (4) 缩 颖 结构 
Т + 下 10cm 长 范围 涂 沥青 
ДЕ = L I 2Е Е 
a 十 下 | : 
= + 拉丁 B16 螺纹 钢 
È L y L=73cm 
+ + + © WE 构图 
十 十 жөн, | K бете Z 164 
Т = Т ЕР 角 3cm 空 阶 填 以 纱 头等 
+ 主 + а 
| is | =- | 45 тн 45 ен ТТ | Вост [КН 
分 示意 图 ( 单 
(c) 板块 划分 示意 图 (单位 ，m) < (f) 伸缩 缝 结构 图 (单位 ，cm) 
LR 
а) изии. ЖЖ 25 




















主 路 直线 段 面积 =200x18=3 600(т?) хх 
(2) ад - 程 量 =3 600m ү. N 
套 ФИН: [2-195]+[2- 1964 
Eai “SN 4x4=8 218(72/100т?) 

(3) 7 水 泥 混凝土 路 面 养生 工程 量 =3 600m? 

套用 的 定额 子 目 为 : [2-206] 

基价 =270( 元 /100m2) 
(4) 水 泥 混凝土 路 面 刻 防滑 槽 工程 量 =3 600m 
套用 的 定额 子 目 为 : [2-204] 

基价 =263( 元 /100m2) 
(5) 水 泥 混凝土 路 面 模板 工程 量 =0.24x200x5=240(m2) 
套用 的 定额 子 目 为 : [2-197] 
基价 =3 164( 元 /100m2) 
(6) 水 泥 混凝土 路 面 钢筋 工程 量 

D 纵 颖 拉杆 : é 16 螺纹 钢 质量 =0.73x(Sx2+9)x200/5x0.00 617х16? = 876(kg) 
© АНЕЛ: ó 28 圆 钢 质量 =11x4x0.45x4x0.00 617х28? = 383(kg) 

套用 的 定额 子 目 为 : [2-208]H 

[2-208] 子 目 中 圆 钢 占 的 比例 : 0.22/(0.22+0.8)=21.57% 

螺纹 钢 占 的 比例 : 0.8/(0.22+0.8)=78.43% 









































mm 
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本 工程 中 圆 钢 占 的 比例 : 383/(383+876)=30.42% 
螺纹 钢 占 的 比例 :876/(383+876)=69.58% 


ZA, 特别 提示 


水 泥 混 凝 土路 面 钢筋 的 圆 钢 综合 、 螺 纹 钢 综合 的 含量 如 与 定额 含量 不 同时 ,， 按 实 调整 。 


本 工程 圆 钢 、 螺 纹 钢 的 含量 与 定额 不 一 致 ， 需 按 比例 调整 圆 钢 、 螺 纹 钢 的 消耗 量 。 
调整 后 圆 钢 的 消耗 量 =1x30.42%x(1+2%)=0.310(t) 
螺纹 钢 的 消耗 量 =1x69.58%x(1+2%)=0.710(t) 
调整 后 基价 =4 207+(0.310-0.220)x3 850+(0.710-0.800)x3 780 
=4 213( 元 /0 
(7) 水 泥 混 凝 土 路 面 饮 颖 工程 量 É 
K 





























Ez 














= БШ 





O 横向 缩 缝 ， 饮 终 机 锯 缝 工程 量 =(200/5-1-4)x18=6306 
© 纵向 施工 颖 : 锯 终 机 锯 颖 工程 量 =200x3= =600(m) 
合计 饮 颖 机 锯 颖 工程 量 =630+600=1 230(m) А ҚЫ 



























































套用 的 定额 子 目 为 : [2-203] 
基价 =40 元 /10 延长 米 x 
(8) 伸缩 缝 嵌 颖 工程 量 £ 
O ЯНИЕ ТРЕ | 
套用 的 定额 子 目 为 ，[2-20D У x 
基价 -547 元 /lm 215 У x % 
и, / X 
i ш #024-005 igx4=14.4(m2) 
套 шей Р [2-198] x 
Ж{ї=б58. Ло {5 
(b) КЕСКЕ) НЕТ ВА І.ЖЕНІ-0.04х18х4-2.88(т?) 











伸 缝 ( 纵 向 施工 缝 ) 嵌 沥青 玛 蹄 脂 工程 量 =600x0.08=48(m2) 
合计 伸 缝 ( 胀 缝 ) 嵌 沥青 玛 蹄 脂 工程 量 =2.88+48=50.88(m2) 
套用 的 定额 子 目 为 : [2-199] 

基价 =990 元 /10m2 


еван 


(1) 黑色 碎 石 路 面 所 需要 的 面 层 熟 料 实行 定点 搅拌 时 ， 其 运 至 作业 面 所 需 的 运费 不 包 
括 在 该 项 目 中 ， 需 另行 计算 。 

(2) 喷 酒 沥青 油料 定额 中 ， 分 别 列 有 石油 沥青 和 乳化 沥青 两 种 油料 ， 应 根据 设计 要 求 
套用 相应 项 目 。 如 果 设 计 与 定额 的 喷 油 量 不 同 ， 沥 青 油 料 含量 换算 。 
以、 知识 链接 

定 领 喷 油 量 见 表 5-1. 
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#51 喷 酒 沥青 油料 定额 用 量 表 














用 油 量 /(kg/m?) 
























途 
ШЫ 石油 沥青 乳化 沥青 
А 无 机 结合 料 与 粒 料 基层 1.34 
= 半 刚 性 基层 0.89 
Ем 新 RA 旧 沥 青 面 层 上 0.39 0.44 
旧 水 泥 混凝土 路 面 上 0.40 
上 封 层 0.91 
封 层 油 
下 封 层 


注 : 沥青 稳定 类 半 刚性 基层 上 捧 铺 沥青 混凝土 面 层 不 需要 喷 酒 透 层 油 。 — 
(3) 粗 、 中 粒 式 沥青 混凝土 路 面 在 发 生 厚 度 “ 增 减 оет” ҢҒ 目 按 “ 每 增 减 Lem” 
子 目 减 半 套 用 。 Хо, 
[415-81 某 沥 青 混凝土 路 面 工程 ， 道 路 结构 如 图 -S 中 所 示 ， И RA ARA 
青 摊 铺 机 排 铺 ， 确 定 沥青 混凝土 面 层 及 粘 层 油 、 透 晨 渍 客 用 的 定额 子 目 及 基价 
>. 
Аст AC-134188 з rE hay Е 
АЛЫЙ, К [0:1 \ 
5.5ст AC-161 型 中 粒 式 НЕ 
乳化 沥青 ， 喷 酒 景 52kg/m* 
бст AC-I ARRIR o 
乳化 源 青 透 层 ”1.10kg/m: x 
< Е v, % 
| Же x 1 ^ 
































2cm M10536 

















# 5.4 某 沥青 混凝土 道路 结构 图 


[#Z] (1) 4cm 细 粒 式 沥青 混凝土 面 层 
套用 的 定额 子 目 为 : [2-191]+ [2-192]x2 
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基价 =2 368+411x2=3 190( 元 /100m2) 
(2) 5.5cm 中 粒 式 沥青 混凝土 面 层 
套用 定额 子 目 : [2-184]+[2-186]/2 
基价 =3 509+687x0.5 = 3 853( 元 /100m2) 
(3) 6cm 粗 粒 式 沥青 混凝土 面 层 
套用 定额 子 目 : [2-175] 
基价 =3 766 元 /100m2 
(4) 乳化 沥青 粘 层 油 
套用 定额 子 目 : [2-150]H 
ЖЖ 5-1 可 知 ， 定 额 喷 油 量 为 0.44kg/m? 
按 设计 喷 油 量 调整 后 的 乳化 沥青 消 8-0 1 45 юз. .364(kg) 


基价 -222+(54.364-46.000)x4.50-260( 元 /10 о 
(5) 乳化 沥青 透 层 油 5% 
套用 定额 子 目 : [2-148]H хх 
ER 5-1 可 知 ， 定 额 喷 油 量 为 ҳу“ 
按 设计 喷 油 量 调整 后 的 屯 4 N feii 


基价 =435+(114.944- эр. 50= элли 4) 


шы 





шы 





Сі 000-114.944(Ке) 




















(4) 水 泥 混 凝 土路 面 综合 券 虑 了 前 台 的 运输 工 无 筋 等 不 同 所 影响 的 工效 。 
水 泥 混凝土 路 面 中 不 包括 钢筋 用 量 。 кен соора 

она анны, ння? 目 换算 。 

【 例 5-9】 ЖЕ 车 道 面 层 厚度 为 23cm， 非 机 动车 道 面 层 


телен ілі атаана, 确定 套用 的 定额 子 目 及 基价 
【 解 】@ 1em 厚度 路 面 : [2-195]-[2-196]x2 
基价 =6 882-334x2=6 214( 元 /100m2) 
@ 23cm 厚度 路 面 : [2-195]+[2-196]x3 
基价 =6 882+334x3=7 884( 元 /100m2) 
(6) 水 泥 混凝土 路 面 以 平 口 为 准 ， 如 设计 为 企 口 时 ， 混 凝 土路 面 浇 筑 定 额 人 工 乘 以 系 
数 1.01。 
【 例 5-10] 现 浇 水 泥 混凝土 路 面 ， 厚 度 为 24cm， 采 用 现 拌 混凝土 ， 混 凝 土 抗 折 强 度 
为 5.0MPa， 确 定 套 用 的 定额 子 目 及 基价 。 
【 解 】 套 用 定额 子 目 : [2-193]H+[2-194]Hx4 
抗 折 强 度 4.0MPa 的 路 面 混凝土 材料 单价 为 219.75 元 /ms 
抗 折 强 度 5.0MPa 的 路 面 混凝土 材料 单价 为 242.55 元 /mm 
基价 =5 571+(242.55-219.75)x20.300+[259+(242.55-219.75)x1.015]x4 
=7 162( 元 /100m2) 
[B] 5-11] 现 浇 现 拌 水 泥 混凝土 路 面 4.5MPa， 厚 度 20cm， 采 用 企 口 形式 ， 确 定 套用 
的 定额 子 目 及 基价 。 
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【 解 】 套 用 定额 子 目 : [2-193]H 
抗 折 强 度 4.0MPa 的 路 面 混凝土 材料 单价 为 219.75 元 /ms 
抗 折 强 度 4.5MPa 的 路 面 混凝土 材料 单价 为 228.78 元 /mm 
基价 =5 571+964.92x(1.01-1)+(228.78-219.75)x20.300 = 5 764( 元 /100m2) 
(Т) 混凝土 路 面 定额 不 包括 搅拌 点 至 施工 点 的 熟 料 运输 ,发 生 时 套用 第 一 册 《 通 
用 项 目 》 相 应 熟 料 运输 定额 。 



































— № 


人 行道 平 侧 石 及 其 他 包括 人 行道 基础 、 人 行道 板 安 砌 SS, PATER Tale: [а] 
广场 砖 铺设 、 侧 平 石 热 层 、 侧 平 石 安 砌 、 хато, а 池 、 消 解 石 灰 等 相应 子 目 。 Ы š] 














【参考 图 文 】 


J тешу! R is 


(1) ЛЕНЫ SIPE, ВЕ РІНЕ ERR A m 为 单位 计算 
ин, 
СА 2,5% у; 194) 

知识 链接 а WL 

+ лп + АП sa 


Хе 转弯 RAIEK L- L= Dyfan (5-9) 



































m; 
— e m; 
Ry 一 一 人 行道 外 侧 半径 ，m; 
Q 一 一 转角 对 应 的 中 心 角 ， 以 角度 计 。 
【 例 5-12】 某 道路 丁字 路 口 如 图 5.5 所 示 ， 已 知人 行道 宽 5m， 人 行道 内 侧 侧 石 
宽 15cm， 人 行道 外 侧 无 侧 石 ， 计 算 该 交叉 口 左 侧 转 弯 处 人 行道 板 安 砌 的 工程 量 。 
【 解 】 该 处 人 行道 内 侧 转弯 半径 =15m 
该 处 人 行道 外 侧 转弯 半径 =10m 
该 处 人 行道 长 度 = 了 x хл =19.63(m) 
该 处 人 行 көмек 19.63х(5-0.15)-95.21(т?) 


ға 特别 提示 


图 5.5 所 示人 行道 的 宽度 包括 侧 石 宽度 ， 计 算 人 行道 板 安 砌 工程 量 时 ， 应 扣除 侧 
石 所 占 的 面积 。 
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图 5.5 rg 
(2) 侧 平 石 安 砌 、 砌 筑 树 池 等 项 目 按 设 计 长 度 以 > 为 单位 计算 ， 不 扣除 侧 向 


进 水 口 长 度 。 н 
(3) 现 浇 侧 石 项 目 按 现 浇 混凝土 体积 以 . ж 计算 。 

(4) 侧 平 石 垫 层 按 垫 层 体积 以 mi 99803 

(5) 消解 石灰 按 石灰 的 质量 以 + ЭШЕЙ. 
C <N = 


НӘРІ =ввараяын = AE 


(1) 采用 的 人 行道 "Н. 花 岗 石 等 тануны 不 同时 ， 应 进行 调整 换算 ， 
除 定额 另 有 说 明 外 > 从 工 和 机 械 不 变 。 
(2) ЖЗ ЫЕ. EMS чайы: 材料 、 搅 拌 机械 应 进行 调整 ， 人 工 不 变 。 
【 例 5-13 路 工程 采用 250mmx230mmx50mm 人 行道 板 ， 下 设 Зет 厚 M10 水 泥 
砂浆 垫 层 ， 确 定 套 用 的 定额 子 目 及 基价 。 
【 解 】 套 用 定额 子 目 : [2-215]H 
M7.5 水 泥 砂 浆 材料 单价 为 168.17 元 /mi 
M10 水 泥 砂 浆 材料 单价 为 174.77 元 /mi 
定额 子 目 中 砂浆 垫 层 厚度 为 em， 按 设 计 厚 度 调整 水 泥 砂浆 、 灰 桨 搅拌 机 消耗 量 如 下 : 


水 泥 砂浆 消 标量 - x2.120=3.180(m°) 


灰 浆 搅拌 机 消 nE- х0.350=0.525( 2 3E) 


基价 =3 346+(3.180х174.77-2.120х168.17)+(0.525-0.350)х58.37 
=3 555( 元 /100m2) 
(3) 人 行道 板 安 砌 项 目 中 的 人 行道 板 如 采用 异型 板 ， 其 定额 人 工 乘 以 系数 1.1， 材 料 消 
耗 量 不 变 。 人 行道 砖 人 字 纹 铺 装 按 异型 考虑 。 
【 例 5-14】 某 人 行道 采用 彩色 人 行道 板 、 梅 花形 铺设 ， 人 行道 板 单价 为 55 zum, Л 
行道 板 下 设 3cm 厚 M10 水 泥 砂浆 垫 层 、15cm 厚 C15 混凝土 基础 ， 试 确定 人 行道 板 安 砌 的 
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яБғ ЕЕ 





定额 子 目 及 基价 。 
【 解 】 套 用 定额 子 目 : [2-215]H 
子 目 中 人 行道 板 的 材料 单价 为 20 元 /m? 
梅花 形 铺设 按 异 型 考虑 ， 其 定额 人 工 乘 以 系数 1.1 
基价 =3 346+898.70x(1.1-1)+[3.180x174.77-2.12x168.17+(55-20)x103.00]+ 
(0.525-0.350)x58.57 
=7250( 元 /100m2) 
(4) 侧 石 高 度 大 于 40cm 的 ， 按 高 侧 石 定 额 套用 。 
(5) 预制 成 品 侧 石 安 彻 中 ， 如 其 弧 形 转弯 处 为 现场 浇筑 ， 则 套用 现 浇 侧 石子 目 。 
(6) 现场 预制 侧 平 石 制作 定额 套用 第 三 册 《 桥 涵 工 程 》 的 相应 定额 子 目 。 
(7) 石材 面 层 安 砌 定额 中 板材 厚度 按 4cm 以 内 编制 ， Ме бет 以 内 时 ， 定 额 
人 工 乘 以 系数 1.2。 
8) 广场 砖 铺 贴 定额 中 的 “拼图 案 ” мишти mbas НЕА ж 
等 图 案 ， 如 图 5.6 Біле 分 色 线性 铺 装 按 “FB” 额 套用 ， 如 图 5.7 所 示 。 
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图 5.6 广场 砖 拼图 案 铺 装 图 5.7 广场 砖 分 色 线性 铺 装 


【 例 5-15】 图 5.8 所 示 为 200m 长 的 道路 工程 。 求 : (1) 侧 石 长 度 ; (2) 水 泥 混 凝 土路 面 
面积 ; (3) 人 行道 板 安 砌 面积 (包括 分 隔 带 铺 筑 面 积 )。 

【 解 】(1) 侧 石 长 度 

Ф 人 行道 内 侧 侧 石 长 度 =(200-40)x2+rx10x2=382.8(m) 

@ 中 央 分 隔 带 侧 石 长 度 =(40-4)x4+2rx2x2=169.12(m) 

侧 石 总 长 度 =382.8+169.12=551.92(m) 

(2) 水 泥 混 凝 土路 面 面 积 

Ф 主线 直线 段 面积 =200x20=4 000(т?) 

О 支 路 直线 段 面积 =20x10x2=400(m?) 

© 交叉 口 转角 增加 面积 =0.214 6x102x4=85.84(m?) 
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1000 800 


uses наны 
002658 道路 平面 图 

@ 中 央 分 隔 带 面积 ( 含 合 石 )-(36x4+mx22 уд, 12(т?) 

水 泥 混凝土 路 面 面 积 = шыны,” 313: 12-4 172.72(т?) 

(3) АЖ ТТ 

Ф 人 行道 的 面积 ( 含 侧 石 )-(200-40)x10x2+rx10?2=3 514(m°) 

@ 中 央 分 隔 带 面积 ( 含 侧 石 )-(36x4+rx22?)x2=313.12(m2) 

人 行道 板 安 砌 面积 =3 514+313.12-382.8x0.15-169.12x0.15=3 744.33(m2) 





【 例 5-16】 某 市 风华 路 道路 工程 ， 为 城市 次 干道 ， 于 2016 年 3 月 10 日 一 3 月 16 日 进 
行 工程 招 投标 活动 。 风 华 路 起 旋 桩 号 为 0+560 ~ 0+800， 于 桩 号 0+630 处 与 风情 路 正 交 ， 风 
情 路 实施 至 切 点 外 20m， 风 华 路 路 幅 宽 为 34m， 风 情 路 路 幅 宽 26m， 详 见 图 5.9 道路 平面 
Е. 图 5.10 道路 标准 横断 面 图 。 风华 路 道路 结构 层 采 用 沥青 混凝土 面 层 、 粉 煤 灰 三 渣 基 层 、 
Ж ЖБ, ФЛ 5.11 道路 结构 图 ， 风 情 路 道路 结构 同 风 华 路 。 已 知 该 道路 工程 挖 方 量 为 
2 900m*， 填 方 量 为 1 200m*， 土 质 类 别 为 三 类 土 . 
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з Вз ЕЕ 





试 按 定额 计价 模式 采用 工料 单价 法 编制 本 工程 的 投标 报价 , 本 工程 风险 费用 暂 不 考虑 ， 
农民 工 工 伤 保险 费 、 危 险 作业 意外 伤害 保险 费 暂 不 考虑 ， 本 工程 无 创 标 化 工程 要 求 ， 本 工 
程 不 得 分 包 ， 本 工程 无 暂 列 金额 、 计 日 工 。 


从 知识 链接 


定额 计价 模式 计算 工程 造价 (投标 报价 ) 的 基本 顺序 如 下 。 

(1) 确定 工程 的 施工 方案 。 

(2) 计算 工程 相关 的 基础 数据 ， 如 道路 的 侧 平 石 长 度 、 道 路 的 车 行道 路 面 面 积 、 人 行 
道 面 积 等 。 

(3) 根据 施工 图 纸 ， 结 合 施工 方案 ， 确 定 分 部 分 项 的 项 目 ， 并 按 定额 的 计算 规则 计算 
工程 量 ， 并 确定 套用 的 定额 子 目 。 

(4) 根据 施工 方案 ,结合 工程 的 实际 情况 ， си 并 按 定额 的 
计算 规则 计算 工程 量 ， иси, 

(5) 根据 施工 方案 ， 结 合 工程 的 实际 情况 ， A) Айнала. 

(6) 确定 人 、 材 、 ти 判定 工程 类 别 、 

(7) 按照 费用 计算 程序 ， na 通 ИА 


【 解 】1， 确 定 本 道路 工程 的 施工 方 

а) 控 方 采用 挖掘 机 进行 ， Ce ерке 运 距 为 Skm， 场 内 平 
ao e 于 回填 . а 

O Bisik k АЙ 

(3) 粉 煤 灰 三 法 基 КҮ узан. ев 

(4) Лаа Но, НАДЕ ВЕ 04700 处 ， 拌 制 后 混凝土 采用 
павее ы 混凝土 浇筑 时 

ЖИТ КААНА. 

(6) 沥青 混凝土 、 人 行道 板 、 平 石 、 侧 石 均 采用 成 品 。 

(7) 沥青 混凝土 采用 沥青 排 销 机 排 销 。 

(8) 配备 以 下 大 型 机 械 : lm2 履带 式 挖掘 机 1 6. 90kW 内 履带 式 推土机 1 台 、 压 路 机 
2. 

2. 计算 本 道路 工程 的 基础 数据 。 

1) (РУ ЖІ. 

(1) 人 行道 (内 侧 ) 侧 ( 平 ) 石 长 度 

L ля =240+240-60+ 21229 x 2 +20х2=522.80(т) 


(2) 机 非 隔离 带 侧 ( 平 ) 石 长 度 
[нвз=(30-1)х4+2хлх1+(130-1)х4+2хлх1=644.56(т) 
合计 : 侧 ( 平 ) 石 长 度 L= L дн+ L вк+=522.80+644.56=1 167.36(т) 
2) 人 行道 面积 ( 含 侧 石 ) 
2хх20+17 


5 ечцаме)240х3+40х34+140х3+20*3х2+— 2 — 3x2=1 554.27(т2) 
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+ 
ИШ. 
TU овтенвьния=ю 


3) 车 行道 面积 ( 含 平 石 ) 
(1) 主 路 直线 总 面积 ( 含 机 非 隔离 带 ) 
S =я4=28х40=6 720(т?) 
(2) 支 路 及 交叉 口 增加 的 面积 
S 六 六 + 交叉 = 者 如 画 -20x(20+20)+0.214 6x202x2=971.68(m?) 
(3) 机 非 隔离 带 面积 
S вяч-(30-1)х3х2(130-1)х3х2--лх17х2-954.25(т?) 
合计 : 车 行道 面积 ( 含 平 石 )S на(етеу-6 720+971.68-954.28=6 737.40(m2) 
计算 分 部 分 项 的 项 目 工程 量 ， 并 确定 套用 的 定额 子 目 ， 见 表 5-2. 


表 5-2 分 部 分 项 项 目 工程 量 计 算 表 









分 部 分 项 项 目 名 称 5 计算 式 数量 


挖掘 机 挖 土 并 装 车 (三 类 士 ) и 2001.15 1520 
挖掘 机 控 车 [m |1 200х115 NM | 200х1.15 1380 


1 
机 动 翻斗 车 运 土 ( 运 距 
1200х1. 15 > 1380 |1-32 
1 













200т 内 ) 


ШЕШШ Е — 120 
с 


5 | 自 卸 车 运 土方 ( 运 距 5km) 
”| 16 737.40+1 167.36x(0 р 1+0.1+0.4 

; >J" +0.25) 
1 


40cm FRERE < 一 | mè [е 737.40 -167.363(0.15+0.1+0.1+0.2) 


30cm m 





1520 


6 | 路 床 碾 压 检验 







7904.76 |2-1 










7 379.45 |2-101x4-2-100x3 
g 737.40+1 169.365(0.15+0.1)‹ 20 30 6931.96 |[2-47-2-48x5]x2 


等 - 道 面 积 ( 含 平 石 ) 





6737.40 |2-51 
6387.19 |2-14н 
6387.19 |2-175+2-176 
387.19х2 12 774.38 |2-149 и 

13 j 层 | т? | 同 透 层 油 面积 6387.19 |2-183 











































14 эст ЕВЕ Е 2 | 同 透 层 油 面积 6387.19 |2-191 
15 | 人 行道 整形 碾 压 2 |1 554.27+522.80x0.25 1684.97 |2-2 
人 行道 12cm JE C15 混凝土 | ， 
16 2 |1 554.27-522.80x0.15 1 475.85 |2-211+2-212x2 
基础 
机 动 翻斗 车 运输 混凝土 
17 m° |1 475.85х0.12 17710 |1-319 
(200т) 





250mmx250mmx50mm ЛАТ 
18 | 道 板 人 字 纹 安装 (3cm 
厚 M7.5 水 泥 砂 浆 ) 


2 |1 554.27-522.80x0.15 1 475.85 |2-215ң 
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#5= Ысак Ера 





分 部 分 项 项 目 名 称 







1Smmx37mmx100mm C30 
混凝土 侧 石 安 砌 


30mmx30mmx12mm C30 混 
20 522.80+644.56 1 167.36 |2-230 










522.80+644.56 1 167.36 |2-228 









平 石 安 砌 
侧 平 石 垫 层 (2cmM7.5 水 泥 
砂浆 ) 














1 167.36х0.15х0.02--1 167.36x0.3x0.02 | 10.51 |2-227 


4. 确定 技术 措施 项 目 ， 并 计算 工程 量 、 确 定 套用 的 定额 子 目 ， 见 表 5-3. 
表 5-3 ”技术 措施 项 目 工程 量 计算 表 ; - 


技术 措施 项 目 名 称 у 计算 式 


ПЕАТ 
人 行道 基础 混凝土 模板 (240124060 

机 进出 场 

推土机 进出 场 Z 
压路机 进出 场 24е 


5. 确定 组 织 措施 项 由 N 
根据 本 工程 的 实际 情况 ， 考 虑 计 取 以 下 施工 组 织 措施 项 目 ; 安全 文明 施工 费 、 工 程 定 
位 复 测 费 、 夜 间 施 Р. ТА ИДР. ТЕЛА Й. 

6. 4. 、 机 单价 ， 判 定 工程 类 别 、 确 定 各 项 费 率 。 

(1) 粉 煤 灰 三 酒 基层 单价 为 120 元 /ma, Е Я 35 元 /t, 30cmx30cmx12cm СЗО 
混凝土 平 石 单 价 为 13 元 /m， 一 类 人 工 工 日 单价 为 65 元 ， 二 类 人 工 工 日 单价 为 70 元 ,其 他 
人 、 材 、 机 单价 按 《 浙 江 省 市 政工 程 预算 定额 》(2010 版 ) 计 取 。 

(2) 城市 次 干道 为 二 类 道路 工程 。 

(з) 企业 管理 费 、 利 润 .各 项 组 织 措施 费 的 费 率 按 《 浙 江 省 建设 工程 施工 费用 定额 》2010 
版 ) 及 浙江 省 有 关 规 定 的 费 率 范围 的 低 值 计 取 ; 规 费 、 税 金 按 《 浙 江 省 建设 工程 施工 费用 定 
#ü) (2010 版 ) 的 规定 计 取 。 

7 计算 定额 计价 模式 下 ， 本 道路 工程 的 工程 造价 详 见 表 5-4 ~ Ж 5-12. 


表 5-4 ЖЕЛЕ 
某 市 风华 路 道路 工程 





预算 价 
预算 价 (小 写 ): 1646 540 元 
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(大 写 ): ”过 佰 陆 拾 肆 万 陆 什 伍佰 肆 拾 元 整 




















š 工程 造价 
发 包 人 : жал. 咨询 人: 

(单位 盖 章 ) (单位 盖 章 ) (单位 资质 专用 章 ) 
法 定 代表 人 法 定 代表 人 
或 其 授权 人 : 或 其 授权 人 : 

(造价 人 员 签字 盖 专 用 章 ) (造价 人 员 签字 盖 专 用 章 ) 
编 制 A: 复 核 人 : 

(造价 人 员 签 字 盖 专用 章 ) (造价 工程 师 签字 盖 专 用 章 ) 
编制 时 间 : 2016.3.15 复核 时 间 : 


表 5-5 总 说 明 д K 





工程 名 称 ; 某 市 风华 路 道路 工程 





i 工程 ,为 城市 次 干道 Re 0+800， 于 性 号 01630 处 与 风情 路 
正 交 ， 风 情 路 实施 至 切 点 外 20m, {ЕРЕН ЛЕ 34 





路 幅 宽 26m。 
风华 路 道路 结构 层 采 用 沥青 混凝土 面 层 、 粉 煤 、 塘 渣 垫 层 ， 风 情 路 道路 结构 同 风华 路 。 
已 知 该 道路 工程 挖 方 量 为 2900m?， 填 方 SS + я 
* 





(1) 挖 方 采用 挖掘 机 进行 ， я НІНІ жш» 5km; 场 内 平衡 的 土方 用 机 
斗 运 至 需 回 填 的 路 段 用 于 回 省 nm 
层 采用 人 机 АС z 
基层 施工 时 两 侧 支 立 钢 模板 ， тинне. 
凝 下 采用 现场 拌和 ， неңді 0+700 处 ， 拌 制 后 混凝土 采用 机 动 翻斗 车 运 
时 支 立 钢 模 板 。 
(5) 水 泥 砂浆 采用 砂浆 搅拌 机 在 施工 点 就 地 拌 制 。 
(6) 沥青 混凝土 、 人 行道 板 、 平 石 、 侧 石 均 采 用 成 品 。 
(7) 沥青 混凝土 采用 沥青 挫 铺 机 摊 铺 。 
(8) 配备 以 下 大 型 机 械 : 1m 履带 式 挖掘 机 1 台 、90kW 内 履带 式 推土机 1 台 、 压 路 机 2 台 。 
、 人 、 材 、 机 价格 取 定 
粉 煤 灰 三 渣 基层 单价 为 120 元 /m*， 塘 渣 垫 层 单价 为 35 70/0, 30mmx30mmx12mm СЗО 混凝土 平 石 
单价 为 13 元 /m， 一 类 人 工 工 日 单价 为 65 元 ， 二 类 人 工 工 日 单价 为 70 元 ， 其 他 人 、 材 、 机 单价 按 《 浙 
江 省 市 政工 程 预算 定额 》(2010 版 ) 计 取 。 
四 、 费 率 取 定 
企业 管理 费 、 利 润 、 各 项 组 织 措施 费 的 费 率 按 《 浙 江 省 建设 工程 施工 费用 定额 》(2010 版 ) 及 浙江 省 
有 关 规 定 的 费 率 范围 的 低 值 计 取 ; 规 费 、 税 金 按 《浙江 省 建设 工程 施工 费用 定额 》(2010 版 ) 的 规定 计 取 。 
五 、 编 制 依据 
(1)《 浙 江 省 市 政工 程 预 算 定额 》(2010 版 )。 
(2)《 浙 江 省 建设 工程 施工 费用 定额 》(2010 版 )。 








Ш 





























(4) 建 建 发 [2015]517 号 一 一 关于 规范 建设 工程 安全 文明 施工 费 计 取 的 通知 。 
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яБғ оса Еги ы 





#56 工程 项 目 预算 汇总 表 
工程 名 称 ; 某 市 风华 路 道路 工程 第 1 页 共 1 页 








单位 工程 名 称 
1 646 540.21 
1646 540.21 
1646 540 





1.1 道路 





表 5-7 单位 (专业 ) 工 程 预算 费用 计算 表 















































单位 (专业 ) 工 程 名 称 : 市 政 -道路 第 1 页 共 1 页 
序号 费用 名 称 计算 公式 金额 /元 
- | 预算 定额 分 部 分 项 工程 量 按 计价 规则 规定 计算 ГҮ 1 489 180.62 
其 中 | 1， 人 工 费 + 机 械 费 工 ( 定 额 人 工 费 号 额 宙 械 费 ) 208 933.12 
施工 组 织 措施 费 MSN 28 414.90 
| СА 
2 文明 施工 费 ( 含 扬 ur и 
Ж 3. 工程 定位 复 测 费 LA 20.03% 62.68 
Ë: 4. 夜间 施工 增加 费 RA 1x0.01% 20.89 
5. BSST EX WAP ЖА 1x0.02% 252 41.79 
6. Л, TEEDE 1x2% х, МХТ 4178.66 
企业 管理 费 АР) 1x18.2% a 38 025.83 
四 | 利润 ТЯ i 159% у ^ 18 803.98 
五 | 规 费 V< БА РЫН 15 252.12 
12. НУ 社保 费 、 公 积 金 小 1x7.3% 15 252.12 
13. 农民 工 工伤 保险 费 按 相关 规定 计算 0.00 
六 | 危险 作业 意外 伤害 保险 费 按 相 关 规 定 计 算 0.00 
七 | 总 承包 服务 费 0.00 
14. 总 承包 管理 和 协调 费 分 包 项 目 工程 造价 x0% 0.00 
15. 总 承包 管理 、 协 调和 服务 费 分 包 项 目 工程 造价 x0% 0.00 
16. 甲 供 材料 设备 管理 服务 费 甲 供 材料 设备 费 x0% 0.00 
A | 风险 费 (一 + 二 + 三 + 四 + 五 + 六 + 七 )x0% 0.00 
一 + 二 + 三 + 四 + 五 + 六 + 七 + 八 )x0%6+ 
кле pasas | а 
+ | 计 税 不 计 费 计 税 不 计 费 0.00 
+ 不 计 税 不 计 费 不 计 税 不 计 费 0.00 
(一 + 二 + 三 + 四 + 五 + 六 + 七 + 八 + 九 + 
+= | 税金 |)x3.577% 56 862.76 
十 三 | 建设 工程 造价 2. 1646 540.21 
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表 5-10 主要 材料 价格 表 
单位 (专业 ) 工 程 名 称 : 市 政 -道路 第 1 页 共 1 页 






















材料 编码 ”材料 (设备 ) 名 称 
1 |0401031 | 水 泥 

2 [0403043 “| 黄 砂 ( 净 砂 ) 

3 |0407001 | 


49 430.022 0.33 16 311.91 
253.155 62.5 15 822.19 
6 027.830 35 210 974.05 





















4 | 0407071 | 厂 拌 粉 煤 灰 三 渣 2121.180 120 254 541.57 
细 粒 式 

5 |0433071 |. 193.532 713 137 988.21 
混凝土 _ 
中 粒 式 沥青 商品 Y 

6 |0433072 258.042 648 167 211.52 





混凝土 


0433073 256 494.22 


1155031 | 乳化 沥青 .35 . 64 288.60 


3305061 | 人 行道 板 ысы 1 520.12 30 402.51 
3307001 | 混凝土 平 石 300mmx300nimxio0mm Я 3 15 403.32 


3307011 “| 道路 侧 石 370mməx ISA m 1 20 142.80 
1201011 |% Д „Ме k 4 .3 51913.97 
8021201 TES SÉ X у 183.2495| 32940.66 
127443 














1 
单位 (专业 ) 工 Кө) 市 政 -道路 第 1 页 共 1 页 


144.432 
1927.211 











表 5-12 主要 机 型 台 班 价 格 表 
单位 (专业 ) 工 程 名 称 : 市政- 道路 第 1 页 共 1 页 














机 械 设备 名 称 单价 /元 
1 履带 式 推土机 75kW 576.516 5 
2 履带 式 推土机 90k w 705.633 5 
3 平地 机 90kW 459.544 
4 履带 式 单 斗 挖掘 机 (液压 )lm 1078.38 
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续 表 
序号 机 械 设 备 名 称 单位 数 量 单价 /元 
5 内 燃 光 轮 压 路 机 8t 30.730 268.336 5 
6 内 燃 光 轮 压路机 12t 24.557 382.671 5 
7 内 燃 光 轮 压路机 15t 55.892 478.822 5 
8 汽车 式 沥青 喷 酒 机 4 0001. 1.916 620.473 
9 沥青 混凝土 推 铺 机 8t 19.928 789.950 5 
10 “| 汽车 式 起 重 机 St 4.453 330.21 
11 载 货 汽车 4t 0.659 282.438 
自 印 汽车 12t 23.712 644.776 5 








平板 拖车 组 40t 993.049 5 
机 动 Elt ? : 109.730 5 
酒水 汽车 4 000L ] 383.056 
双 锥 反 转 出 料 混凝土 搅拌 机 3501, г 96.726 1 
灰 浆 搅拌 机 200L i 58.5729 
ЖА 500 лы 25.386 
木工 平 刨床 300mm N< j 12.7744 
混凝土 振 的 器 平板 式 BLL х У ХЭ 17.556 
— х X 2 
, Xp y XA а, 
s G€ 思考 题 与 习题 ) 
` 2 NS 4 
“А” ж 
— ВЕ | % 
1. 计算 道 咯 工程 路 床 ( 档 ) 碾 压 工程 量 时 ， 碾 压 宽 度 如 何 确 定 ” 计 算 人 行道 整形 碾 压 工 
程 量 时 ， 碾 压 宽度 如 何 确定 ? 














2. 土工 布 规格 与 定额 不 同时 ， 如 何 进行 定额 的 换算 套用 ? 

3. 多 合 土 基 层 中 , 各 种 材料 的 设计 配合 比 与 定额 配合 比 不 同时 , 如 何 套用 、 换 算 定 额 ? 

4. 道路 (上 ) 基 层 厚 度 超过 20cm 时 ， 如 何 套用 定额 ? 

5. 道路 底层 (下 基层 ) 厚 度 超过 20cm 时 ， 如 何 套用 定额 ? 

6. 水 泥 混凝土 路 面 伸缩 颖 工程 量 如何 计 算 ? 模板 工程 量 如 何 计算 ? 

7. 水 泥 混凝土 路 面 施工 时 ， 需 考虑 计算 哪些 分 项 工程 的 工程 量 和 费用 ? 

8， 粘 层 油 、 透 层 油 、 封 层 油 有 什么 区 别 与 不 同 ? 

9. 如 设计 采用 的 人 行道 板 、 侧 平 石 的 垫 层 强 度 等 级 、 厚 度 与 定额 不 同时 ， 如 何 套 用 
定额 ? 


10. 人 行道 板 安 砌 工程 量 计 算 时 ， 应 考虑 扣除 哪些 面积 ? 

П. 现 浇 侧 平 石 的 模板 工程 量 如 何 计算 ? 

二 、 计 算 题 

1. 茶道 路 工程 长 1km, 设计 车 行道 宽度 为 18m, 设计 要 求 路 床 碾 压 宽度 按 设计 车 行道 
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宽度 每 侧 加 宽 40cm 计 ， 以 利于 路 基 的 压 实 。 计算 该 工程 路 床 整形 研 压 的 工程 量 ， 并 计算 
该 工程 的 直接 工程 费 ( 人 工 费 + 机 械 费 + 材 料 费 )。 

2 某 道路 工程 采用 机 拌 的 石灰 、 粉 煤 灰 、 碎 石 基层 ， 厚 20cm， 设 计 配 合 比 为 石灰 : 
ЖЖЖ | 碎 石 =9 : 18 : 73， 已 知道 路 长 800m， 基 层 宽 26m， 该 段 道路 范围 内 各 类 井 的 面 
积 为 100m2。 试 计算 石灰 、 粉 煤 灰 、 碎 石 基层 的 工程 量 ， 并 确定 该 基层 套用 的 定额 子 目 及 
基价 。 

3.， 某 道路 工程 采用 35cm 厚 粉 煤 灰 三 渣 基 层 ， 采 用 厂 拌 三 潜 ， 确 定 套 用 的 定额 子 目 及 
基价 。 

4， 某 道路 工程 采用 40cm 厚 塘 洼 底层 ， 采 用 人 机 配合 铺 筑 ， 确 定 套用 的 定额 子 目 及 
基价 。 

5， 某 道路 工程 水 泥 混凝土 路 面 采 用 抗 折 4.5MPa 混凝土， Же, 确定 套用 的 定 
额 子 目 及 基价 。 “с 

6. ЖК + Ер T Z P, АМЕ HAAA таж 100kg， 纵 颖 拉杆 
钢筋 (螺纹 钢 ) 总 质量 为 870kg， 确 定 路 面 钢筋 套用 的 定额 节目 及 基价 。 

т. Жтт, а 在 其 上 喷洒 乳化 沥青 ， 喷 油 量 为 
ззат", Ята ль, АКДИ. 

8. Ха А АЛАС 采用 250mmx250mmx50mm 人 行道 板 , Fit Зот 
厚 M10 KRE RRE, РО 用 的 定额 子 目 与 基价 。 

< x 
57, \ УА 
A CA 

> 23 р72 X 7 
‚ № Ж 
4 


S> 
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2. 管道 基础 、 计算 规则 、 计 个 定额 的 套用 和 换算 。 
3. КЕЙІН 、 砌 筑 、 Шы” 、 井 圈 、 井 盖 等 工程 量 计 算 规 则 、 计 算 
和 换算 。 





ПП 市 政工 程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


í з 

某 工程 雨水 管道 平面 图 、 管 道 基础 图 如 下 ， 管 道 采用 钢筋 混凝土 管 ， 基 础 采用 钢筋 混 
凝 土 条 形 基础 ， 检 查 井 采用 砖 砌 ， 检 查 井 剖面 示意 图 如 下 ， 现 要 计算 这 段 管道 执 层 、 基 础 
相关 的 工程 量 , 并 计算 该 段 管道 检查 井 相关 工程 量 .有 哪些 项 目 需要 计算 ? 如 何 进行 计算 ? 








ҮІ Y2 Y Y4 Y 
500-20.1-1.0 "500-1670 _50039лдо М 40029-15 ? 
6.580 6.670 
6.820, 6.760, 6.720. 785 4.890 x 
4.695 4.720 4.742 


基础 尺寸 表 (单位 : mm) 


D |D [H| B, Л, | h; соот лт 
260 | 365 607,86 | 47 0.07 
380 |510 129| 54 0.11 
490 |640 80 |167| 60 0.17 


610 | 7801555 1880 | 80 [208| 66 0.22 















































720 |9 ї 010| 80 |246| 71 0.28 
ЕП 5 |204) 80 |305|71 0.36 
75 |I 446| 80 |374| 79 0.48 


























П 
ге 90 | 716] 80 |453| 91 0.66 
AENA 
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_- 某 工程 雨水 管道 平面 图 、 管 
“А Эй tima 
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某 工程 雨水 检查 井 剖 面 图 
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GEKTE ЖЕТИНИН, ЭВ. ROMERS BINETA AH 
水 构筑 物 ， 给 排水 机 械 设备 安装 ， 模 板 、 钢 筋 及 井 字 架 工程 ， 共 6 

1. 《排水 工程 》 册 适用 范围 

本 册 定 额 适 用 于 城镇 范围 内 新 建 、 改 建 和 扩建 的 市 政 排水 管 渠 工程 ， 净 水 厂 、 污 水 厂 
排水 泵 站 的 给 排水 构筑 物 和 专用 给 排水 机 械 设备 。 

术 央 定向 外 进 适 用 于 污水 及 雨水 管道 穿越 anna 气管 道 施工 ， 不 适用 于 
排水 工程 的 日 常 修理 及 维护 工程 。 

2. 《排水 工程 》 册 定额 与 建筑 工程 定额 、 sS я 

(1) 管道 接口 、 井 、 给 排水 构筑 物 需 要 人 理 的 ， 执 行 《 浙 江 省 建筑 工程 预算 定 
额 》(2010 版 或 《浙江 省 安装 工程 预算 定额 关 ( 10 版 ) 的 相关 子 目 。 

о ша 
oT CQ 

(з) 给 排水 机 械 设备 安装 中 的 i ñaaa uhu Зоо отоло. 

з. 《排水 工程 》 册 其 他 说 了 明 ° 

(1) жй: КЕН: REEE ШІЛІК 塑料 管 指 公称 直 
To MEE E, RES EER Ae ЕРТАЕВ. 

о KENA ДНО ЕЕ ЛЕТ RERE, ATR 
但 数量 不 变 。 

И 

(4) 本 册 定额 所 涉及 的 土石 方 开 挖 、 运 输 、 脚 手 架 、 支 撑 、 围 卉 、 打 氢 桩 、 降 排水 、 
拆除 等 工程 ， 除 各 章节 另 有 说 明 外 ， 可 套用 第 一 册 《 通 用 项 目 》 的 相应 定额 执行 。 

(5) 本 定额 是 按 无 地 下 水 考虑 的 , 如 有 地 下 水 ， 需 降 ( 排 ) 水 、 湿 土 排水 时 执行 第 一 册 《 通 
有 项目》 的 相应 定额 ， 需 设 排水 讶 沟 时 执行 第 二 册 《 道 路 工程 》 的 相应 定额 。 
































































































































管道 铺设 包括 混凝土 管道 铺设 、 塑 料 排 水 管 铺设 、 排 水 管道 接口 、 管 道 闭 水 试验 等 相 
应 子 目 。 
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工程 量 计算 规则 
(Т) 管道 铺设 ， 按 井中 至 井中 的 中 心 扣除 检查 井 长 度 ， 以 “延长 米 ” 为 单位 计算 


工程 量 。 
D 每 座 矩 形 检查 井 扣 除 长 度 按 管线 方向 井 室内 径 计 算 。 
0) 每 座 圆 形 检查 井 扣 除 长 度 按 接管 线 方向 井 室内 径 每 侧 减 15cm 计算 。 


© 雨水 口 井 所 占 长 度 不 予 扣除 。 


х 知识 链接 
тағамнан, озал. ЛО, 


А AS 
矩形 检查 井 井 室内 尺寸 有 管线 方向 、 43 管线 方向 两 个 尺寸 ， 扣 除 检查 井 长 
度 时 取 管 线 方向 的 内 尺 十 计算 . XS 


【 例 6-1】 某 段 管线 工程 ,J1 2 кура» 1 750mmx1 000mm, 主管 为 DN1 200, 
支管 为 DN500， 单 侧 布置 ， 具 体 她 图 6.1 所 示 ， 计算 该 检查 井 处 应 扣除 的 长 度 。 

































































5.5 У DN500 x 
pv „А 














图 6.1 某 段 管线 工程 图 1 


[R] DNI 200 管 在 л 处 应 扣除 长 度 =1m 
DN500 管 在 Л 处 应 扣除 长 度 =1.75/2=0.875(m) 
【 例 6-2】 茶 段 管线 工程 ，J2 为 圆 形 检查 井 p 1 800， 主 管 为 DN1 200， 支 管 为 
DN500， 单 侧 布设 ， 具 体 如 图 6.2 所 示 ， 计 算 该 检查 井 处 应 扣除 的 长 度 。 
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1800 | ” 
ЕЙ 3% И K 
m62 某 段 管线 工程 图 2 < 
【 解 】 DNI 200 管 在 2 ВВ в =1.5(m) 
DN500 管 在 12 处 应 扣除 长 度 =1.8/2-0 50750 








【 例 6-3】 Жз РНТ, е Yb YAAA MPRE, ҮІ. Ү2 ИЯ 11m, 
ҮЗ. Y4 井 内 径 为 1.3m。 Ку 设 的 工程 量 。 


Y1 воно Y 3% қан ўа 








Ш 23 н 
【 解 】Y1 ~ Y2 Е: ав 20.1-(1. бы (1.1/2-0.15)=19.3(m) 
Ү2- үз 有 段 管 3 的 工程 量 =16.7- 55 0.15)-(1.3/2-0.15)=15.8(т) 
Үз -~ ТЕСТТЕ -(1:3/2-0.15)-(1.3/2-0.15)-38.7(т) 
O тшй нел, 以 实际 接口 个 数 计算 工程 量 。 


х нден 





ГРЕЕ 接口 数量 = 管 节 数量 -1 (6-1) 

管 节 数 量 = 管 道 铺设 长 度 /每 节 管道 长 度 (根据 计算 结果 进 1， 取 整数 ) (6-2) 

tH, аж ОРУС. HDPE 等 塑料 管道 每 节 管 长 为 6m; 钢筋 混凝土 

管 管 径 < 600тт, 每 节 管 道 长 度 通常 为 3m; 钢筋 混凝土 管 管 径 >800mm， 每 节 管 道 长 度 通 


(3) 管道 闭 水 试验 ， 以 实际 闭 水 长 度 计 算 ， 不 扣除 各 种 井 所 占 长 度 。 
十 地 套用 及 换算 涪 明 


(Т) 如 在 无 基础 的 槽 内 铺设 混凝土 管道 ， 其 人 工 、 机 械 乘 以 系数 1.18。 
(2) 如 遇 有 特殊 情况 必须 在 支撑 下 串 管 铺设 ， 其 人 工 、 机 械 乘 以 系数 1.33。 
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从 知识 链接 
ЗЕНА: 指 在 沟 楼 两 侧 有 挡 土 板 且 有 钢 ( 木 ) 支 撑 下 的 管道 铺设 。 


(3) 管道 铺设 定额 ， ее 则 不 得 重复 套用 管道 接口 相关 子 目 

(4) 排水 管道 接口 定额 中 ， нЕ 和 石棉 水 泥 接口 适 于 360" ， 其 他 
接口 均 是 按 管 座 120° 和 180° 列 项 的 。 如 管 座 角度 不 同 , 根据 相应 材质 的 接口 做 法 按 表 6-1 
进行 调整 。 
































表 6-1 管道 接口 调整 系数 表 


项 目 名 称 实 做 角度 调整 基数 或 材料 
水 泥 砂浆 接口 


水 泥 砂 效 接口 

钢丝 网 水 泥 砂浆 接口 
钢丝 网 ЕП rr ҮТ? 
企 口 管 膨胀 水 泥 砂浆 接口 Ўт : 2 水 泥 砂浆 
企 泥 砂浆 接口 泥 砂 # 

企 口 管 膨胀 水 泥 砂浆 接口 

水 泥 砂浆 接口 

管 石棉 水 泥 接 口 ] 7 

ма АД Аа 
аке = -定额 中 1: 2 水 泥 砂浆 
Ж ЕН 1 : 2 水 泥 砂浆 


ТЕ. КЕМЕ. ЖӨНЕП, FEO, 


















LB 6-4] 排水 管道 管 径 500mm， 采 用 135° 水 泥 砂 浆 接口 ， 确 定 套用 定额 的 定额 子 目 
及 基价 。 

【 解 】 套 用 定额 子 目 : [6-53]H 

基价 = 72x0.89 = 64( 元 /10 个 口 ) 

(5) 定额 中 的 水 泥 砂 浆 接口 、 钢 丝 网 水 泥 砂 浆 接口 均 不 包括 内 抹 口 。 如 设计 要 求 内 抹 
口 时 ， 按 抹 口 周 长 每 100 延长 米 增加 水 泥 砂浆 0.042m3、 人 工 9.22 工 日 计算 。 

[J 6-51 DN600 钢筋 混凝土 平 口 管道 (135° 管 基 )， 接 口 采用 1 : 2.5 水 泥 砂 浆 抹 带 接 
口 (内 外 抹 口 )， 已 知 10 个 接口 的 内 抹 口 周 长 为 18.84m， 确 定 套用 的 定额 子 目 及 基价 。 

【 解 】 套 用 定额 子 目 : [6-54]H 


基价 =81x0.89+(0.042x210.26+9.22x43.00)x то = 148( 元 /10 个 口 ) 


(6) 本 章 各 项 所 需 模板 、 钢 筋 加 工 ， в ВН 项 目 。 
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JE. ЗОВЕ АЕН ЛО СЕ а А ЗА 5. HARR HECER, 
渠 管 ) 道 垫 层 及 基础 、 渠 道 彻 筑 、 渠 道 抹 灰 及 勾 缝 、 渠 道 沉降 终 ， 钢 筋 混 凝 土 盖 板 、 
过 梁 的 预制 安装 ， 排 水 管道 出 水 口 ， 方 沟 闭 水 试验 等 相应 子 目 。 


ЗЕ теши „АУ 
, SS 
1. жуаз ан ач 
а) (Уй, АНЕ тиек 为 单位 计算 . 
全 知识 链接 SN 
常用 ия А Ал, 如 图 63 所 示 . 基础 分 为 Дар 
两 个 部 位 : HLE PERA RISPA”. алты Б ER”. атада 
程 量 计算 时 ， 需 分 别 计算 平 基 /7 管 症 的 工程 量 ， палит. 
ас: XEL 【参考 图 文 】 
9 1-55 ‚ % К = 














Сто 
шын 








H 





图 6.3 ”钢筋 混凝土 条 形 基础 剖面 图 


143 


A 
A 
ПП 市 收工 程 计量 与 计价 第 = 版 ) 


ZW, 特别 提示 


排水 管道 接 入 检查 井 时 ， 管 口 通 常 与 井 内 壁 齐 平 ， 所 以 在 计算 管道 热 层 、 基 础 的 实际 
体积 时 ， 热 层 、 基 础 的 长 度 应 扣除 检查 井 的 长 度 。 
【 例 6-6] 某 工程 雨水 管道 平面 图 、 管 道 基础 图 如 图 6.4 所 示 ， 管 道 采用 钢 盘 混凝土 


管 ， 基 础 采用 钢筋 混 凝 土 条 形 基础 。 已 知 Y1 ~Y5 均 为 1 100mmx1 100mm 的 砖 砌 检查 井 ， 
管道 垫 层 、 基 础 均 采 用 现 浇 现 拌 混凝土 。 计 算 Y2 ~ Y3 段 管道 垫 层 、 管 道 基 础 的 工程 量 ， 

















并 确定 套用 的 定额 子 目 及 其 基价 。 
【 解 】Y2 ~ Y3 段 管道 管 径 为 D500， 井 中 到 井中 长 度 为 16.7m 
(1) 管道 垫 层 。 P 
工程 量 =(0.88+0.2)x0.1x(16.7-1.D=1.68Cm) ° 
套用 定额 子 目 : [6-268] CK 


基价 =2 410 Лот? | \ 
(2) 管道 基础 。 , Ж 
о жж. x< 
ХІ 204-410. YS00-167-10 1%. % а ki 400-29.7-1.5 № 


< Ы 
в, 6.760/ 6.720/ Ñ 550 890 0915 
4.695 4.720 4.742 ХХ ЗА 


7 JURT ROMI: mm) 
2% р ID. Hi| B, ТАТА | h; [Сол 
.07 


200 |260 30 [465 | 60 | 86 | 47 0.0 
300 1510 | 40 |610 | 70 |129| 54 0.11 


| 00 640 | 45 |740 | 80 |167| 60 | 017 
СОН 610 [780 | 55 
7660 [720 |910 | 60 





























ағд. 
D 











880 | 80 |208| 66 0.22 









































= 1010] 80 [246 | 71 0.28 
= 800 | 930 |1 1041 65 | 204 80 [303] 71 0.56 

1 00011 1501 346| 75 |1 446] 80 |374| 79 0.48 
= 1 2001 3801 616] 90 |1 716] 80 1453 [91 0.66 








100 厚 C10 素 混 凝 | . 垫 层 


64 ” 某 工程 雨水 管道 平面 图 、 管 道 基础 图 
2 8=0.88х0.08х(16.7-1.1)=1.10(т?) 

套用 定额 子 目 : [6-276]H 

C15(40) 现 浇 现 拌 混凝土 单价 为 183.25 元 /mi 
C20(40) 现 浇 现 拌 混凝土 单价 为 192.94 元 /mm 

基价 =2 843+(192.94-183.25)x10.150 = 2 941( 元 /10m3) 

о ЕЖ. 

工程 量 =(0.22-0.88x0.08x1)x(16.7-1.1)=2.33(m’) 

套用 定额 子 目 : [6-282]H 

C25(40) 现 浇 现 拌 混凝土 单价 为 207.37 лт? 


#6= экз ти 





C20(40) 现 浇 现 拌 混凝土 单价 为 192.94 T/m? 

基价 =3 265+(192.94-207.37)x10.150 = 3 119( 元 /10m) 

(2) 沟 槽 回填 塘 涯 或 砂 等 按 沟 槽 挖 方 工程 量 扣除 各 种 管道 、 基 础 、 垫 层 及 沿线 井 室 等 
构筑 物 所 占 的 体积 计算 。 

2. вы 

井 垫 层 按 设计 图 示 尺 寸 按 实体 积 以 mi 为 单位 计算 。 

3. ( 井 、 渠 道 ) 砌 筑 及 抹 灰 、 勾 缝 

(Т) 各 类 井 的 井深 按 井 底 基础 以 上 至 井盖 计算 。 


х яздын 




































































井深 = 井盖 顶 标高 - 井 基础 顶 标 高 
井 基 础 顶 标高 也 就 是 井 底板 顶 标高 。 > 
检查 井 位 于 路 面 范 围 内 时 ， 井 盖 顶 与 路 面 齐 平 ， et 检 
“ҡ .- 井盖 顶 通常 тайа 
在 排水 管道 施工 图 纸 中 ， а 
根据 管内 底 标高 计算 井 底板 顶 标高， 
流 楷 井 剖面 如 图 6.5(a) 所 示 ， 落 底 井 剖 j 6.5(b) 所 示 ， 井 深 计 算 公式 如 下 : 
检查 井 为 落 底 井 时 : т 7 落 底 高 度 (6-4) 
шенін егі. 板 顶 标高 = 检查 并 处 管内 底 标 高 - 管 壁 厚 - 
00 厚度 ) (6-5) 


Е. + ЛУ yale 970074, ЮЖ 
[Z 


(6-3) 


而 标示 检查 井 处 管内 底 标 高 ， 需 















发 砖 券 , 高 5 




















C10 玉 混凝土 2 
ВЕ т "йур Ш 











(а) (b) 
图 6.5 ”和 矩形 检查 井 剖 面 示意 图 
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(2) 砌 筑 按 体积 (不 扣除 管 径 500mm 以 内 管道 所 占 体积 ) 以 mi 为 单位 计算 。 








(Ш 0) 并 砌 贷 流 槽 工程 量 并 入 井 室 砌 体 工程 量 内 计算 。 


Ее ч ФМ 特别 提示 


【参考 图 文 】 
石 砌 流 构 、 混 凝 土 流 构 工 程 量 另 行 单独 计算 。 


(4) ЖК. ӨНЕ m 为 单位 计算 。 
(5) 井 壁 ( 墙 ) 凿 洞 工程 量 按 溺 除 面积 以 m? 为 单位 计算 。 


глаз 特别 提示 


井 砌 筑 体 积 计算 时 ， 应 扣除 管 ee _ 积 。 















































如 图 6.5 所 示 的 矩形 检查 并 ， 下 部 并 室 部 位 为 简 部 位 为 国 形 ， 在 计 
算 间 砌 筑 工程 量 时 ， i ш i 并 


分 别 套 用 相应 的 定额 子 目 。 


Ñ 
G нана Ж 


& tank. РИА Жы қалала. tantas 


高 度 ， и 面积 。 


高 度 、 井 简 


ЕЕ талада аля 定 井 室 高 度 ， 再 按 下 式 计 算 井 


简 高 度 。 ае 


Ауға аж ‚А 并 室 高 度 - 管 壁 厚 - 


0.020 Ж.-Ж.) 


Уеннан 深 -并 宝 盖 板 厚度 -并 宝 高 度 ( 含 落 底 高 度 ) (67) 


井筒 砌 筑 高 度 = 井 简 总 高 度 - 井 转 及 井盖 高 度 
4. 井盖 ( 算 ) 制 作 、 安 装 
(1) 井盖 ( 算 )、 井 圈 制 作 按 实 体积 以 mi 为 单位 计算 。 
(2) 井盖 ( 算 ) 安 装 按 安 装 的 套数 计算 。 
5. ЖЕЛЕ 


渠道 沉降 颖 工程 量 应 区 分 材质 按 沉 降 缝 铺设 长 度 或 嵌 缝 的 断面 面积 








156151 6. ( 井 、 渠 道 ) 钢 筋 混凝土 盖 板 、 过 梁 的 制作 、 安 装 
Жо ү: а) 钢筋 混凝土 盖 板 、 过 梁 的 制作 按 实 体积 以 т? 为 单位 计算 。 
[ja (2) 钢筋 混凝土 盖 板 、 过 梁 的 安装 按 实体 积 以 mi 为 单位 计算 。 
【参考 图 文 】 7. 排水 管道 出 水 口 

出 水 口 工程 量 按 其 数量 以 “处 ”为 单位 计算 。 

8. 方 沟 闭 水 试验 






































(6-6) 


(6-8) 


计算 。 


方 沟 (包括 存 水 井 ) 闭 水 试验 的 工程 量 ， 按 实际 闭 水 长 度 的 用 水 量 以 m 为 单位 




















计算 。 
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ЭМ А 


(1) 井 、 渠 ( 管 ) 道 基础 及 砌 筑 各 项 目 均 不 包括 脚手架 ， 当 井深 超过 1.5m 时 ， 执 行 本 册 
第 6 章 井 字 脚手架 项 目 ， 砌 墙 高 度 超过 1.2m， 抹 灰 高 度 超 过 1.5m 时 所 需 脚手架 执行 《 通 
用 项 目 》 的 相应 定额 。 

(2) 各 项 目 所 需 模板 的 制作 、 安 装 、 拆 除 ， 钢 筋 ( 铁 件 ) 的 加 工 均 执行 本 册 第 6 章 的 相应 
项 目 。 

(3) 小 型 构件 是 指 单 件 体积 在 0.04m 以 内 的 构件 。 凡 大 于 0.04m 的 检查 井 过 梁 ， 执 行 
混 凝 制作 、 安 装 项 目 。 

(4) 混凝土 枕 基 和 管 座 不 分 角度 均 按 相应 定额 执行 。 É 

(5) 管道 基础 伸缩 颖 套用 《通用 项 目 》 相 关 定 额 。 Ф 

(6) МЕТЕ л НН А 25901, Б ДИКИЕ, МН. 

(7) 石 砌 体 均 按 块 石 考 虑 ， 如 果 用 片 石 时 ， Тү 量 分 别 乘 以 系数 1.09 ЯП 1.19, 
其 他 不 变 。 
(8) 砖 砌 检查 井 降 低 执行 《通用 项 йы. Се 
(9) ЭЧ ОЕ ВЕ тар с ЗА А 第 6 章 中 钢筋 、 铁 件 相 应 子 目 。 

(10) ЭЛ. ЭЖЖ, > КЕМ тавну 

(11) лавра егініне риот 机 械 乘 以 系数 1.15 
执行 。 

(12) Tt. r 526 HER. Жар УД аян) 的 相应 项 目 执行 。 

(13) Жи, ЗА, Па РАЗН DN300—DN2 400 FEAE 
度 的 出 水 口 , 3 НЕКИЕ) (2003; Ж $2 编制 。 如 设计 不 同 ， 可 做 换算 。 

【 例 6-7】 图 6.6、 图 6.7、 m 6.1 615, 计算 Y2、Y3 检查 井 砌 筑 的 工程 量 并 
确定 套用 的 定额 子 目 。 

【 解 】 先 确定 井 的 平面 尺寸 及 类 型 ， 并 计算 井深 ， 然 后 确定 井 室 、 井 简 高 度 ， 最 后 计算 
НТ. 

(1) ЖЕ 6.6. 86.7. 6.14. № 6.15 Я №: У2 为 1 100х1 10048 # 
ү2 井深 -5.715-3.269+ 00-02 +0.02=2.521(m) 
根据 图 6.15 各 部 尺寸 表 ， 取 定 Hi=1.8m 


则 井 室 砌 筑 高 度 -1.8+ 261-055 ашсын 05 +0.02=1.875(т) 








































































































ИЖ ТЕ М =2.18х1.875+0.35=4.44( т?) 
GE: 流 槽 井 流 槽 砌 筑 的 工程 量 并 入 井 室 砌 贷 工程 量 中 ) 
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《排水 工程 》 


预算 定额 应 用 
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图 6.7 雨水 管道 纵 断面 图 
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管 径 单位 为 mm 
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自然 地 面 标高 
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井 简 高 度 h=2.521-1.875-0.12=0.646(m) 

井 简 砌 筑 高 度 =0.646-0.25-0.04=0.356(m) 

则 井筒 砌 筑 工程 量 =0.71x0.356=0.25(m3) 

(2) 根据 图 6.6、 图 6.7、 图 6.12、 图 6.13 可 知 : ҮЗ 为 100х1 250 落 底 井 
ҮЗ 井深 =5.580-2.879+0.5=3.201(m) 

根据 图 6.13 各 部 尺寸 表 ， 取 定 Hi=1.8m 

则 井 室 砌 筑 高 度 =1.8+0.5=2.3(m) 

ЛЕ ЎТ Ж-229х23-1 х 0.932 х 0.37 =5.02(т?) 


( 注 : 需 可 扣除 D>500 的 管道 所 占 的 体积 ) 
井 简 高 度 h=3.201-2.3-0.12=0.781(m) 
井 简 砌 筑 高 度 =0.781-0.25-0.04=0.491(m) “4 K 
MJ ЖЕЙ BI # Т.Ж -0.71х0,491-0.35(т) S 
合计 : AZWA ТЖ Ж#=4.44+5.02=9.46(т?) ; x< 
套用 定额 子 目 : [6-231] ху: 
Ж Т Ж Ш=0.25+0.35=0.60(т?) _ x 
套用 定额 子 目 : [6-230] А b Q 
[#16-81 Mio akas аа, 片 石 单价 26.16 元 /， 确 定 套用 的 定额 子 
x. Ñ ~ 
目 及 基价 。 қы x 
【 解 】 套 用 定额 子 目 : [6=203]H- x 
#J ACR Ap3k M7.5 的 单价 :168.17 дт L 
#1 ЖЖЖЖ МТО 的 单价 :174.77 >, 
ІІ, 石料 与 ЕЛ УЖЕ ЖЖ 1.09 和 1.19， 其 他 不 变 。 
ш: 5+(174.77х3.670х1.19-188.17х3.670)+(26.16х18.442х1.09-40.50х 
418.442) = 2 220( 元 /10m3) 





























【 例 6-9] 矩形 雨水 井 为 砖 砌 井 ， 采 用 M10 砂浆 砌 筑 ， 确 定 雨 水 井 井 室 套 用 的 定额 子 
目 及 基价 。 
【 解 】 套 用 定额 子 目 : [6-231]H 
基价 =2 651+(174.77-168.17)x2.286 = 2 666( 元 /10m3) 











不 开 槽 施工 管道 工程 定额 包括 人 工控 工作 坑 、 交 汇 坑 土方 , 安 拆 顶 进 后 座 及 坑内 平台 ， 
安 拆 敞开 式 顶 管 设备 及 附属 设施 ， 安 拆 封闭 式 顶 管 设备 及 附属 设施 ， 敞 开 式 管 道 顶 进 ， 封 
闭 式 管道 项 进 ， 安 拆 中 继 间 ， 顶 进 触 变 泥浆 减 阻 ， 压 浆 孔 封 拆 ,钢筋 混凝土 沉 井 洞口 处 理 ， 
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钢管 顶 进 , 铸铁 管 顶 进 , 方 ( 拱 ) 涵 项 进 , 水 平定 向 钻 牵 引 管道 等 相应 子 目 ,适用 于 雨 、 





污水 管 ( 涵 ) 以 及 外 套 管 的 不 开 槽 埋 管 工程 。 
工程 量 计算 规则 


(1) 工作 坑 土 方 区 分 挖 土 深度 ， 以 挖 方 体积 计算 。 











(2) 各 种 材质 管道 的 顶 管 工程 量 ， 按 实际 顶 进 长 度 以 “延长 米 ”计算 。 



































(3) 触 变 泥 浆 减 阻 每 两 井 间 的 工程 量 ， 按 两 井 之 间 的 净 距 离 以 “延长 米 ” 计 算 。 


(4) 安 拆 中 继 间 工程 量 按 不 同 顶 管 管 径 以 “ 套 ” 计 算 。 





(5) 水 平定 向 钻 牵引 工程 量 按 井 中 到 井中 的 中 心 距离 以 “延长 米 ” 计算 ， 不 扣除 





井 所 占 长 度 。 
(6) 水 平定 向 钼 牵引， 清除 泥浆 工程 量 按 管 外 径 体积 
(7) 安 拆 顶 进 后 座 及 坑内 平台 工程 量 ， 按 数量 以 “个 ” 








(8) 安 拆 敞开 式 /封闭 式 顶 管 AEREE a Q ae “Ж” 计算。 


(9) 压 浆 孔 封 拆 工程 量 按压 浆 孔 数量 以 К жы А 
(10) 钢筋 混凝土 沉 井 洞口 处 理工 程 Жы, ra < 


НЕНИЯ 





不 变 。 Ж 
行 计算 。 


法 ， 执 行 《通用 项 目 》 的 相应 定额 子 目 。 





а) ти — Анжиян 1.10， 其 他 
ыды A Г 
G) 工作 167 5. ана Ы 工作 坑 回填 土 , 视 其 回填 的 实际 做 


(4) 工作 坑内 管 ( 涵 ) 明 敷 , 应 根据 管 径 、 接 口 的 做 法 执行 本 册 第 1 章 的 相应 项 目 ， 


人 工 、 机 械 乘 以 系数 1.10， 其 他 不 变 。 对 于 管道 下 的 基础 ， 应 根据 本 册 第 2 章 套用 


相关 子 目 。 





按 相 应 定额 另行 计算 。 


(6) 顶 进 施工 的 方 ( 拱 ) 涵 断面 大 于 4m2 时 ， 按 第 三 册 《 桥 涵 工程 》 箱 涵 ] 





有 关 定 额 或 规定 执行 。 
(7) 工作 井 如 设 沉 井 ， 其 制作 、 下 沉 等 套用 本 册 第 4 章 的 相应 项 目 。 














(8) 本 章 定额 未 包括 土方 、 泥 浆 场 外 运输 处 理 费 用 ， 发 生 时 可 执行 第 一 由 


项 目 》 的 相应 定额 或 其 他 有 关 规 定 。 





(5) 本 章 定额 是 按 无 地 下 水 考虑 的 ， 如 遇 地 下 水 时 ， 排 ( 降 ) 水 费用 根据 实际 情况 


硕 进 部 分 





证 《通用 


(9) 单位 工程 中 ， 管 径 作 1 650 以 内 敞开 式 顶 进 在 100m 以 内 、 封 闭 式 顶 进 (不 分 





管 径 ) 在 50m 以 内 时 ， 项 进 定额 中 的 人 工 费 与 机 械 费 乘 以 系数 1.30. 


[491 6-10] 某 滞 开 式 顶 管 施工 , 管 径 G1200, 管道 顶 进 长 度 90m, 挤 压 式 顶 进 ， 


试 确定 套用 定额 子 目 及 基价 。 


【参考 图 文 】 
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【 解 】 套 用 定额 子 目 : [6-504]H 
基价 =155 144+(11 434.78+13 385.97)x(1.30-1) = 162 590( 元 /100m) 
(10) 顶 管 采用 中 继 间 顶 进 时 ， 各 级 中 继 间 后 面 的 项 管 人 工 与 机 械 数 量 乘 以 表 6-2 所 列 























系数 分 级 计算 。 

#62 ”中 继 间 项 进 人 工 费 、 机 械 费 调整 系数 表 
中 继 间 顶 进 分 级 “йі ў 四 级 项 进 ”| 超过 四 级 
人 工 费 、 机 械 费 调整 系数 Е р Š 2.1 另 计 





[B 6-11] 3 1500 封闭 式 顶 管 工程 ， 总 长 度 为 200m， 采 用 泥水 平衡 式 顶 进 ， 设 置 
4 级 中 继 间 顶 进 ， 如 图 6.16 所 示 ， т 
【 解 】1 号 中 继 间 前 面 的 顶 管 套用 定额 子 目 : [6-517] ‚© 
1 号 中 继 间 后 面 的 顶 管 套用 定额 子 目 : [6- 517 ES 


顶 进 总 人 工 用 量 = (5+ 34 12+ 20 м 4 17542 x2.1]x258.126 
100 ` 100 1085K 100 100 
=776.443(1 H) _ УХ 
顶 管 设备 用 #-( АНЕ. 12 aas 6 x154 33 2-1] 15940 
100 100 Атоо 100 


= 4794866), i ұл 
атй, жәйш 2 “` XZ X 


іт | ШЕТ Эй < 
хе 2954 fT р 






































3⁄ 34m 45m 
3 号 中 继 间 2 切中 继 间 1 号 中 继 间 
| | 
56m | 30m | 34т 45m 
4 与 中 继 间 зур АНН ТУ ЯЕ] 

| | | | 

| | | | 
35m 56m 30m 34m 45m 


图 6.16 MEIRA 

(11) 安 、 拆 顶 管 设备 定额 中 ， 已 包括 双向 顶 进 时 设备 调 向 的 拆除 、 安 装 以 及 拆除 后 设 
备 转移 至 另 一 顶 进 坑 所 需 的 人 工 和 机 械 台 班 。 

(12) 安 、 拆 项 管 后 座 及 坑内 平台 定额 已 综合 取 定 ， 适 用 于 敞开 式 和 封闭 式 施工 方法 ， 
其 中 钢筋 混凝土 后 座 模板 制作 、 安 装 、 拆 除 执行 本 册 第 6 章 的 相应 定额 。 
(13) 项 管 工程 中 的 材料 是 按 50m 水 平 运 距 、 坑 边 取 料 考虑 的 ， 如 因 场地 等 情况 取 用 料 
水 平 运 距 超过 50m 时 ， 根 据 超过 距离 和 相应 定额 另行 计算 。 

(14) 全 挤 压 不 出 土 项 管 定额 适用 于 软 土 地 区 全 封闭 项 进 施工 项 目 。 
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(15) 水 平定 向 外 牵引 管道 定额 适用 于 排水 工程 塑料 管 (HDPE) 牵 引 项 目 ， 如 采 
其 他 管材 ， 需 另行 补充 。 

(16) 水 平定 向 钻 牵引 如 使 用 钢筋 辅助 管道 拖 位 ， 钢 筋 制 安 套用 本 册 相 应 定额 。 

(17) 水 平定 向 钻 牵 引 定额 未 包括 管材 接口 材料 及 连接 费用 ， 发 生 时 按 本 册 第 2 
章 相应 定额 执行 。 





























作 安 装 、 滤 料 铺设 、 防 水 工程 、 施 工 缝 、 井 池 涂 漏 训 


工程 量 计算 规则 Sa 


-mH X R E E 

(1) 沉 井 垫 木 按 刃 脚底 中 心 К» $ Әк” мїм. йн, элинии E 
m 为 单位 计算 。 > x Ë 

(2) НИЕ ТН ТТТ 计算 。 1 X 【参考 图 文 】 

@ линий алев талонун, maana 
HAA, 则 从 刃 脚 踏 曾 至 底板 项 

@ 底板 下 的 地 深 并 入 底板 计算 。 ЖЕ 

© {жй TRARIA RENI DEB. 

@ JERE, ПВО, ПЕЙ ЛЫШТ 0.3m? 以 内 的 孔洞 所 占 体积 

(3) 沉 井 制作 的 脚手架 安 、 拆 ， 不 论 分 几 次 下 沉 ， 其 工程 量 均 按 井 壁 中 心 线 周 长 
与 隔 墙 长 度 之 和 乘 以 井 高 计算 。 井 高 按 刃 脚 项 面 至 井 壁 项 的 高 度 计算 。 

(4) 沉 井 下 沉 的 土方 工程 量 ， 按 沉 井 外 壁 所 围 的 平面 投影 面积 乘 以 下 沉 深度 ( 巴 
制 时 丸 脚 底面 至 下 沉 后 设计 丸 脚 底面 的 高 度 )， 并 乘 以 土方 回 淤 系数 1.03 计算 。 

2， 钢 筋 混凝土 池 

(1) 钢筋 混凝土 各 类 构件 均 按 图 示 尺 寸 ， 以 混凝土 实体 积 计算 ， 不 扣除 单 孔 面积 
0.3m? 以 内 的 孔洞 体积 。 

(2) 各 类 池 盖 中 的 进 人 孔 、 透 气孔 盖 以 及 与 盖 相 连接 的 结构 ,工程 量 合并 在 池 盖 
中 计算 。 

(з) 平底 池 的 池 底 体积 ， 应 包括 池 壁 下 的 扩大 部 分 ; 池 底 带 有 和 斜坡 时 ， 斜坡 部 分 
应 按 坡 底 计算 ; 锥 形 底 应 算 至 壁 基 梁 底面 ， 无 壁 基 梁 者 算 至 锥 底 坡 的 上 口 。 

(а) 池 壁 计算 体积 时 应 区 分 不 同 厚度 ， 如 上 薄 下 厚 的 壁 ， 以 平均 厚度 计算 。 池 壁 
高 度 应 自 池 底 板 面 算 至 池 盖 下 面 。 











给 排水 构筑 物 定额 包括 沉 井 、 现 浇 钢 筋 混 凝 土 池 „мб д». 折 ( 壁 ) 板 制 
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(5) 无 梁 盖 柱 的 柱 高 ， 应 自 池 底 上 表面 算 至 池 盖 的 下 表面 ， 并 包括 柱 座 、 柱 帽 的 体积 
(6) 无 梁 盖 应 包括 与 池 壁 相连 的 扩大 部 分 的 体积 ， 肋 形 盖 应 包括 主 、 次 梁 及 盖 部 分 的 
; 球形 盖 应 自 池 壁 项 面 以 上 ， 包 括 边 侧 梁 的 体积 在 内 。 

(7) 沉淀 池水 槽 ， 指 池 壁 上 的 环形 溢 水 槽 及 纵横 U 形 水 槽 ， 但 不 包括 与 水 模 相 连接 的 

















和 矩形 梁 ， 和 矩形 梁 可 执行 梁 的 相应 项 目 。 


体积 


3. 预制 混凝土 构件 
1) 预制 
а) 预制 钢筋 混凝土 滤 板 按 图 示 尺寸 区 分 厚度 以 mi 为 单位 计算 ， 不 扣除 滤 头 套 管 所 占 

















(2) 除 钢筋 混凝土 滤 板 外 ， И» И 不 扣 











除 单 孔 面积 0.3m? 以 内 孔洞 所 占 体积 。 











2) 安装 
(1) 钢 盘 混凝土 滤 板 、 铸 铁 滤 板 安装 工程 量 按 面积 上 ж 位 计算 。 

(2) 其 他 预制 混凝土 构件 按 体积 以 m° ш. хә 

4. 折 板 、 壁 板 制作 安装 

O 折 板 安装 区 分 村 质 均 按 图 示 尺 寸 以 үй. 

(2) 稳 流 板 安装 区 分 村 质 不 分 断面 ніш 和 度 以 “延长 米 ”为 单位 计算 。 

G) н, г. 位 计算 。 

5， 滤 料 铺设 

和 ra 为 单位 计算 , 锰 砂 、 铁 矿石 





















































滤 料 以 + 为 单位 计算 。 XX 
6. 防水 工程 ) Зз к 
а) 各 种 Казна и, DL m? ЛИ АО 0.3m? 以 内 孔洞 所 占 体积 
о)“ N keema, 其 上 路 高 度 超过 500mm 时 ， 按 立 面 防水 层 计算 。 
т. ти 
各 种 材质 的 施工 缝 填 缝 及 盖 缝 均 不 分 断面 按 设计 颖 长 以 “延长 米 ”为 单位 计算 。 
8. Ж. жее 
井 、 池 的 渗 漏 试验 区 分 井 、 池 的 容量 范围 ， 按 水 容量 以 mi 为 单位 计算 。 



































定额 套用 及 换算 说 明 


以 及 离 河岸 边 近 的 沉 井 ， 需 要 采取 地 基 加 固 等 特殊 措施 者 ， 可 执行 第 一 册 《 通 用 项 目 》 相 
应 子 目 。 


可 另行 计算 。 


1. Л 
(1) 沉 井 工程 系 按 深度 12m 以 内 ， 陆 上 排水 沉 井 考虑 的 。 水 中 沉 井 、 陆 上 水 冲 法 沉 






































Ж 


(2) 沉 井 下 沉 项 目 中 己 考 虑 了 沉 井 下 沉 的 纠偏 因素 ， 但 不 包括 压 重 助 沉 措 施 ， 若 发 

















(3) 沉 井 制作 不 包括 外 掺 剂 ， 若 使 用 外 掺 剂 时 可 按 当 地 有 关 规 定 执行 。 
(4) 沉 井 井 壁 及 隔 墙 的 厚度 不 同 如 上 注 下 厚 时 ， 可 按 平 均 厚度 执行 相应 定额 。 
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2. 现 浇 钢筋 混凝土 池 类 

(1) 池 壁 遇 有 附 壁 柱 时 ， 按 相应 柱 定额 项 目 执行 ， 其 中 人 工 乘 以 系数 1.05， 其 他 不 变 。 

(2) 池 壁 挑 檐 是 指 在 池 壁 上 向 外 出 榴 作 走道 板 用 ， 池 壁 牛 腿 是 指 池 壁 上 向 内 出 榴 以 承 
托 池 盖 用 。 
(3) 无 梁 盖 柱 包 括 柱 帽 及 柱 座 

(4) 井 字 梁 、 框 架 梁 均 执行 连续 梁 项 目 。 

(5) ТІКТІ 柱 ( 梁 )、 池 盖 是 按 在 地 面 以 上 3.6m 以 内 施工 考虑 的 ， 如 超过 3.6m 则 
按 如 下 规则 计算 。 

© 采用 卷扬机 施工 时 ， 每 10m 混凝土 增加 卷扬机 ( 带 塔 ) 和 人 工 工 日 见 表 6-3. 
表 6-3 采用 卷扬机 施工 人 工 、 机 械 调整 系数 表 - 




























































增加 增加 卷扬机 лп 增加 卷扬机 
Ji 54 = 项 Жат 
ПНӘй | ттн | (жан |77 ie 人 工 工 日 (ан 


Г ай | < | 
| а |! 


@ 采用 塔 式 起 重 机 施工 时 ， 每 10m ; mS НЕЕ, 按 相应 项 目 中 搅拌 
机 人 台 班 用 量 的 50% 计 算 。 






(6) 池 盖 定额 项 目 中 不 包括 ， 发 生 时 另行 让 算 。 

(7) Tessa a дан IHOGEEE) A > ТЕТІ 15， 其 他 不 变 。 

(8) 悬空 沙 泥 斗 按 落 泥 平 相思 项 目 人 工 乘 以 系数 和 4， 拱 他 不 变 。 

3 预制 混凝土 构件 

(1) 预制 混 凝 主 滤 板 中 已 包括 了 所 设置 预 款 你 人 Bs 塑料 滤 头 的 套 管用 工 ， 不 得 另 计 。 
OKERRA, t то JL ros 个 工 日 计 。 

泪 板 、 钛 铁 滤 板 、 支 墩 安装 外 ， 其 他 预制 混凝土 构件 的 安装 均 执行 异型 














(Т) 各 种 材质 填 颖 的 断面 取 定 见 表 6-4. 





表 6-4 各 种 材质 填 缝 断面 尺寸 表 






断面 尺寸 /cm Ы 项 目 名 称 断面 尺寸 /cm 






建筑 油 膏 、 聚 毛 乙 烯 胶泥 4 | 氧 丁 橡胶 止 水 带 展开 宽 30 
展开 宽 平 面 590, 立 面 
250 


紫铜 板 、 钢 板 止 水 带 EHRE 45 £ 15x3 











2 | нж ж 





























(2) 如 实际 设计 的 施工 缝 断面 与 上 表 不 同时 ， 材 料 用 量 可 以 换算 ， 其 他 不 变 。 


(3) 各 项 目的 工作 内 容 为 : 
O 油 浸 麻 丝 : 熬 制 沥青 、 调 配 沥青 麻 丝 、 填 塞 。 
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A 
ШІ +®ттїш=иї =н 


© 油 浸 木 丝 板 : HHE ЖИ, Wk. 

© 玛 蹄 脂 ， 熬 制 玛 蹄 脂 、 灌 缝 。 

а) EWE EWK: KWADE HADER, Wi 

© 紫铜 板 、 钢 板 止 水 带 : 铜板 、 钢 板 剪裁 、 焊 接 成 型 、 铺 设 。 

© 橡胶 止 水 带 : 止 水 带 的 制作 、 接 头 及 安装 。 

@ 铁皮 盖 板 : 平面 埋 木 砖 、 钉 木 条 、 木 条 上 钉 铁 皮 ; 立 面 埋 木 砖 、 木 砖 上 锌 铁皮 。 

5. Ж. женіл 

(1) 井 池 渗 漏 试验 容量 在 500m 是 指 井 或 小 型 池 横 。 

(2) 井 、 池 渗 漏 试验 注水 采用 电动 单 级 离心 清水 泵 ， 定 额 项 目 中 己 包 括 了 泵 的 安装 与 
拆除 用 工 ， 不 得 再 另 计 。 

(3) 如 构筑 物 池 容 量 较 大 ， re 采用 潜水 泵 
时 ， 其 台 班 单价 可 以 换算 ， 其 他 均 不 变 。 

6. 执行 其 他 册 或 章节 的 项 目 «< 

(1) 构筑 物 的 垫 层 执行 本 册 本 册 第 2 章 井 RES > N 其 中 人 工 乘 以 系数 

其 中 人 工 不 变 。 


0.87， 其 他 不 变 。 如 构筑 物 池 底 混 凝 士 雪 ТТ 

©) 构筑 物 泥 凝 十 项 目 中 的 钢筋、 模 {ЖИ 6 章 的 相应 项 目 。 

G) 需要 拱 拆 脚手架 时 ағанды Хи, 执行 第 一 册 《 通 用 项 目 》 相 应 项 目 
措 拆 高 度 大 于 8m 时 ， 执 PO HEME. 
аитаин Ë, Baik b T. ИЛЕ Й. 
(5) 构筑 物 中 的 金 
ТАЛЫН 
应 执行 建筑 




































































































工程 预算 定额 相应 项 目 ， 非 金属 面 














模板 、 钢 筋 及 井 字 架 工 程 定额 包括 现 浇 混 凝 土 模板 工程 、 预 制 混凝土 模板 工程 、 钢 筋 ( 铁 
件 )、 钢 管 井 字 架 等 相应 子 目 。 


ОПЕ] теши 


(1) 现 浇 混凝土 构件 模板 按 构件 与 模板 的 接触 面积 以 m 为 单位 计算 。 

(2) 预制 混凝土 构件 模板 ， 按 构件 的 实体 积 以 mi 为 单位 计算 。 

(3) 砖 、 石 拱 圈 的 拱 盔 和 支架 均 以 拱 盔 与 圈 弧 弧 形 接触 面积 计算 ， 并 执行 《桥涵 工程 》 
的 相应 项 目 。 
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(4) 各 种 材质 的 地 模 、 胎 模 ， 按 施工 组 织 设计 的 工程 量 ， 并 应 包括 操作 等 必要 的 
宽度 以 m? 计 算 ， 执行 《桥涵 工程 》 的 相应 项 目 。 

(5) 钢管 井 字 架 区 分 搭设 高 度 以 “ 架 ” 为 单位 计算 ， 每 座 井 计算 一 次 。 

(6) 井 底 流 槽 模板 按 浇筑 的 混凝土 流 槽 与 模板 的 接触 面积 计算 。 

(7) 钢筋 工程 ， 应 区 别 现 浇 、 预 制 ， 分 别 按 设 计 长 度 乘 以 单位 质量 ， 以 t 为 单位 
计算 。 

(8) 先 张 法 预 应 力 钢筋 ， 按 构件 外 形 尺 寸 计算 长 度 ; 后 张 法 预 应 力 钢筋 按 设 计 
图 规定 的 预 应 力 钢 筋 预 留 孔 道 长 度 ， 并 区 别 不 同 锚 具 ， 分 别 按 下 列 规定 计算 。 

O 钢筋 两 端 采 用 螺杆 锚 具 时 ， 预 应 力 的 钢筋 按 预 留 孔 道 长 度 减 0.35m, RIT 
另 计 。 

© 钢筋 一 端 采用 铀 头 插 片 ， 另 一 端 采用 螺杆 锚 具 时 ， Re 
道 长 度 计算 。 

© 钢筋 一 端 采 用 铀 头 插 片 ， uqa Kik. ¿X YU А is 长 度 ; 如 两 端 
均 采 用 帮 条 锚 具 ， 预 应 力 钢筋 共 增加 0.3m 长 度 


@ 采用 后 张 混凝土 自 锚 时 ， кш .35m 长 度 。 






























































(9) 钢筋 混凝土 构件 预 埋 铁 件 ， 按 设计 | 寸 ， 以 t+ 为 单位 计算 工程 量 。 


ES 552 Е 
(9 таятан а оз АИ ВИО” 和 第 
и “НОЖКЕ”. 





0 жүй. + а 至 块 或 第 一 层 底 浆 的 工 、 料 ， 以 及 
RELH, # 重复 计算 。 

(3) 预制 构件 模板 中 不 包括 地 模 、 ТТІ 需 设 置 者 ， 土 地 模 可 按 《 通 用 项 目 》 平 
整 场地 的 相应 项 目 执行 ;水 泥 砂浆 、 混 凝 土 砖 地 、 胎 模 按 《桥涵 工程 》 的 相应 项 目 
执行 。 

(4) 模板 安 拆 以 槽 ( 坑 ) 深 3m 为 准 , 超过 3m 时 ， 人 工 增加 8% 的 系数 , 其 他 不 变 。 

(5) 现 浇 混凝土 染 、 板 、 柱 、 增 的 模板 ， 支 模 高 度 是 按 3.6m 考虑 的 ， 超 过 3.6m 
时 ， 超 过 部 分 的 工程 量 另 按 超 高 的 项 目 执行 。 

(6) 模板 的 预 留 洞 ， 按 水 平 投影 面积 计算 ， 小 于 0.3m? 者 ， 圆 形 洞 每 10 个 增加 
0.72 LH, 方形 洞 每 10 个 增加 0.62 Т.Н. 

(7) 小 型 构件 是 指 单 件 体积 在 0.04m° 以 内 的 构件 ， 地 沟 盖 板 项 目 适用 于 单 块 体 
积 在 0.3m 以 内 的 矩形 板 ; 井盖 项 目 适用 于 井口 其 板 ， 井 室 盖 板 按 盾 形 板 项 目 执行 ， 
预 留 口 按 第 6 条 “ 预 留 洞 ”的 规定 执行 。 

(8) 钢筋 加 工 定额 是 按 现 浇 、 预 制 混凝土 构件 、 预 应 力 钢筋 分 别 列 项 的 ， 工作 内 
容 包括 加 工 制作 、 绑 扎 (焊接 ) 成 型 、 安 放 及 浇 的 混凝土 时 的 维护 用 工 等 全 部 工作 。 
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A 
а. 
ПП 市 改 工程 计量 与 计价 第 = 版) 


AMAÑA 特 别提 示 
现 浇 混凝土 构件 中 、 预 制 混凝土 构件 中 的 钢筋 ， 工 程 量 应 分 开 计算 ， 分 别 套用 不 同 的 
定额 子 目 。 


(9) 各 项 目 中 的 钢 入 规格 是 综合 计算 的 , 子 目 中 的 xx 以 内 系 主 入 最 大 规格 。 凡 小 于 #10 
6 构造 筋 ， 均 执行 910 以 内 子 目 。 
(10) 定额 中 非 预 应 力 钢 筋 加 工 ， 现 浇 混凝土 构件 是 按 手工 绑扎 ， 预 制 混凝土 构件 是 按 
手工 绑扎 、 点 焊 综 合计 算 的 。 
OD 钢筋 加 工 中 的 钢筋 施工 损耗 绑扎 铁 线 及 成 型 点 焊 和 接头 用 的 焊条 均 已 包括 在 定 
额 内 ， 不 得 重复 计算 。 
(12) 预制 构件 钢筋 ， 如 用 不 同 直径 钢 入 点 焊 在 一 起 时 ， оюн шй 
细 筋 直径 比 在 两 售 以 上 时 ， 其 人 工 增加 25% 的 系数 。 SS 
шаны а 
另行 计算 。 

о 承 力 架 等 合理 的 周转 拓 销 
费用 ， 不 得 重复 计算 М 
(15) 非 预 应 力 钢筋 不 包括 冷加工 六 щй 要 求 冷加工 时 ， 另 行 计算 。 
пе) кэни, Атый вика. s 


#65 одни БДЫ ЖА 


БЕГ 构筑 物 钢筋 
小 型 构件 алый в Ж 


mma |. ш 


【 例 6-127 НИЖЕ PHM. 管道 基础 图 如 图 6.4 所 示 ， 管 道 采用 钢筋 混凝土 
管 ， 基 础 采用 钢筋 混凝土 条 形 基础 。 已 知 Y1 ~Y5 均 为 1 100mmx1 100mm 的 砖 砌 检查 井 ， 
管道 热 层 、 基 础 均 采用 现 浇 现 拌 混凝土 ， 采 用 木 模 板 。 计算 Y2-Y3 段 管道 垫 层 、 管 道 基 
础 混凝土 施工 时 模板 的 工程 量 ， 并 确定 套用 的 定额 子 目 及 其 基价 。 

【 解 】(1) C10 素 混凝土 垫 层 

模板 工程 量 =0.1x(16.7-1.1D)x2=3.12(m2) 

套用 定额 子 目 : [6-1044] 

基价 =2 419 元 /10m2 

(2) 管道 基础 

Ф 平 基 

模板 工程 量 =0.08x(16.7-1.1)x2=2.50(m”) 

套用 定额 子 目 : [6-1095] 

基价 =3 256 元 /10m? 

@ 管 座 

模板 工程 量 =0.208x(16.7-1.1)x2=6.49(m”) 
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套用 定额 子 目 : [6-1097] 

基价 =3 735 元 /10m? 

[ËJ 6-13] 某 排 水 管道 工程 ， 有 1 100mmx1 100mm 的 砖 砌 检查 井 10 座 ， 采 用 C20 
预制 混凝土 井 室 盖 板 、C30 预制 混凝土 井 图， 现场 预制 ， 采 用 木 模板 。 井 室 盖 板 平面 尺寸 
为 1450mmx1 400mm、 厚 120mm， 每 块 井 室 盖 板 混凝土 体积 为 0.197m3; 每 块 井 圈 混 凝 土 
体积 为 0.182m”。 计 算 该 工程 检查 井 施工 时 ， 井 室 盖 板 、 井 圈 模 板 的 工程 量 ， 并 确定 大 ,用 的 
定额 子 目 及 其 基价 。 

【 解 】(1) 井 室 盖 板 

模板 工程 量 =0.197x10=1.97(m’) 

套用 定额 子 目 : [6-1111] 


基价 =1 142 元 /10m ¿ 
(2) ЖШ „<< K 
ЖИЯ ТЕ Ш=0.182х10=1.82(т?) < 
套用 定额 子 目 : [6-1121] x 
基价 =3 139 От? Уы 
‚ XV 
аа sisa, ҚА Е ЕЯ 
6.7 НЕКТ 计量 与 计价 实例 ; 
равну СОБИРИ. = G > УЛ ШЕ ысыра 


“ж қ 


ЭР ИТЕР Жы 
#9. Жа ЕА Е Ү1-Ұ Же АНА WIW, ИХ 
ЛАН КОСК ДЕЖ Пп ЖЕҢЕ Ф.Ж D<400mm 采用 承 插 式 UPVC 管 、 
砂 基础 ; 管 径 D> 500mm 采用 承 插 式 钢筋 混凝土 管 、 钢 筋 混凝土 条 形 基础 ， 雨 污水 均 采用 
砖 砌 矩形 或 方形 检查 井 ， 详 见 下 附 管道 平面 图 、 纵 断面 图 、 结 构图 (图 6.17 ~ 6.24). 

已 知 本 工程 沿线 土质 为 砂 性 土 ， 地 下 水 位 于 地 表 以 下 13 ~ 1.5m。 

试 按 定额 计价 模式 采用 工料 单价 法 编制 本 工程 的 投标 报价 , 本 工程 风险 费用 暂 不 考虑 ， 
危险 作业 意外 伤害 保险 费 、 农 民工 工伤 保险 费 暂 不 考虑 ， 本 工程 无 创 标 化 工程 要 求 ， 本 工 
程 不 得 分 包 ， 本 工程 无 暂 列 金额 、 计 日 工 . 

【 解 】(1) 确定 本 排水 管道 工程 的 施工 方案 

O 本 工程 土质 为 砂 性 土 即 一 、 二 类 土 ， 地 下 水 位 高 于 沟 槽 底 标高 ， 考 虑 采用 轻型 井 点 
降水 ， 在 雨水 、 污 水 管道 沟 槽 一 侧 设置 单 排 井 点 ， 井 点 管 间距 为 1.2m， 井 点 管 布设 长 度 超 
出 沟 槽 两 端 各 10m. 

@ 沟 槽 挖 方 采用 控 掘 机 在 槽 边 作 业 、 放 坡 开 挖 , 边 坡 根据 土质 情况 确定 为 1 : 0.5; Е 
ЕЕ 30ст 的 土方 用 人 工 辅 助 清 底 。W1 ~ W4 三 段 管 道 一 起 开 挖 ,，Y1 ~ ҮЗ 两 端 管道 一 起 
开 挖 ， 先 施工 污水 管道 ， 再 施工 雨水 管道 
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《排水 工程 》 预 算 定额 应 用 
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钢筋 及 工程 数 最 表 
а ; } БЕ 
检查 井 尺 十 HERT шін 简 图 жЕ т 共 长 | 质量 每 所 顶板 材料 用 最 
Қан кш) > |, Ë /mm [ l к ий ЕЕ 
(mmxmm) тат тт / 根 m g /kg Im: 
Ф #0 1390 1390 | 2 |2780 1715 
@ 12 1390 1390 6 |8340 7406 
Ф $0 1340 1340 | 4 |5360 3.307 
Ф $12 1340 1340 | 2 | 2.680 2.380 
1 1001 100/1 4501 400| 9 | $12 Epad 3020 | 2 | 6040 |5364 23.232 | 0.197 
50 ЕК Z 
© #10 ko | 270 | 3 osio o 0 
50 5K 5 
Ф $10 2 J 490 620 3 е 1.148 
50 JE 
® 910, = 1290 p 1 š 2.52 1,555 
Ф $10 1390 -~ КЕ 2 [2.780 |1715 
2259 
© $12 1 1390 | 6 |8340 | 7.406 
@ $10 №4 1490 | 4 „5.960 | 3.677 
@ 2 
7 24.290 | 0224 





100х1 250 1 45051 550 окш ауыз 020 
E ТУ 







































































> 50 z| ЕТЕ 

Р Pe &10| “ара |3 osio |050 
Ny 50 1 нк 

) Olel0| gl 区 Ko 85 | 3 | 186 |1148 
50 НК 

Фо Зак | WME | |297 |1832 

Oil0| 1390 1390 | 2 |2.780 [1.715 

© +12 1390 1390 | 6 8340 |7406 

Ф #0 1740 1740 | 4 6.960 |4294 

图 sel2| 1140 | 1740 | 2 |3480 |3.092 

n | 
100х1 5001 450х1 800 © $12 0) #18424 3020 | 2 6.040 |5.364| 25.814 | 0.267 

50 5K 

© #10 S| 均 K140 270 | 3 |0810 |0500 
50 K: 

@ eo | Ааа | 88 | 3 ав |1148 
0 均 长 

© #0 S| a90 620 | 6 | 3.72 |2295 








图 6.19 检查 井 项 板 ( 井 室 盖 板 ) 钢 筋 及 工程 数量 表 
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图 6.21 单 算 雨 水 口 平 、 剖 面 图 
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图 6.23” 双 算 雨 水 口 平 、 
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© 沟 槽 所 挖 土方 就 近 用 于 沟 槽 回填 , 多 余 的 土方 直接 装 车 用 自 印 车 外 运 , 运 距 为 5km. 

© 管道 均 采 用 人 工 下 管 。 

© 混凝土 、 砂 浆 均 采 用 现场 拌 制 . 

© 钢筋 混凝土 条 形 基础 、 井 底板 混凝土 施工 时 采用 钢 模 ,其 他 部 位 混凝土 施工 时 采用 
木 模 或 复合 木 模 。 

@ 检查 井 施工 时 均 搭设 钢管 井 字 架 。 检查 井 砌 筑 、 抹 灰 时 不 考虑 脚手架 。 

配备 lm 履带 式 挖掘 机 е. 

(2) 计算 本 排水 管道 工程 的 基础 数据 

@ 计算 管道 基本 数据 ， 见 表 6-6. 


表 6-6 管道 基本 数据 表 


平均 原 ”平均 管 ”管内 底 到 дм 
地 面 标 МЖ МЕН 


长 度 ( 井 ях 
中 )/m {т 





wama 2% Ж ж 

1. ЯЖНЕЖ= P 平均 管 内 底 炊 高 14 管内 底 到 档 底 的 深度 

2， 湿 土 深 = AER- eD Н Р Ьа) 

3. ОРУСУ: ФАИЗ Аи Ом)2, ЖФ DN 为 管道 公称 
直径 ，Dio 为 管道 外 径 。 

4. 承 插 式 钢筋 混凝土 管 : 管内 底 到 档 底 的 深度 =(DI-Da)/2+Cl+ 热 层 厚 度 ， 其 中 万 | 为 
Жо, рабом, 为 平 基 高 度 。 


如 WIl1~W2 段 为 DN400UPVC 管 ， 采 用 砂 基础 ， 根 据 图 6.11 可 知 : 

管内 底 到 槽 底 的 深度 =0.15+(0.45-0.4)/2=0.175(m) 

沟 模 挖 深 =5.205-2.600+0.175=2.780(m) 

管道 节 数 =(27-1.1)/6=5( 节 ) 

胶 圈 个 数 =5-1=4( 个 ) 

根据 沟 槽 挖 深 、 管 径 ， 查 基础 可 知 : 沟 槽 底 宽 =1.2m 

Шш Ү1-Ү2 RA D500 承 插 式 钢筋 混凝土 管 ， 采 用 钢筋 混凝土 条 形 基础 ， 根 据 图 6.10 
可 知 : 

管内 底 到 槽 底 的 深度 =(0.78-0.5)/2+0.08+0.1=0.32(m) 

沟 槽 挖 深 =5.350-3.314+0.32=2.036(m) 

管道 节 数 =(45-1.1)/3=15( 节 ) 

胶 圈 个 数 =15-1=14( 个 ) 
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根据 基础 图 可 知 ， 平 基 宽 度 为 0.88m， 混 凝 土管 道 基 础 中 心 角 为 135° ， 查 预算 定额 的 
“ 管 沟 底 部 每 侧 工 作 面 宽度 计算 表 ”， 可 知 每 侧 工 作 面 宽度 为 0.Sm。 

沟 槽 底 宽 =0.88+0.5x2=1.88(m) 

@ 计算 检查 井 基 本 数据 ， 见 表 6-7. 


#67 检查 井 基本 数据 表 





























































序 井 径 并 类 型 设计 井盖 管内 底 井深 Im 井 室 砌 筑 ЯВ ЖЕ 
号 /(mmxmm) 平均 标高 /m ”标高 /m 高 度 /m ”高 度 /m ”高 度 /m 
1 1.845 1176 | 0.886 
2 | w2 | 1 100x1 100 | йи 1.845 | 1149 | 0.859 
з | w3 | 1 100x1 100 | 1.845 | 1119 | 0.829 
4 | w4| 1 100x1 100 1.089 | 0.799 
5 | Y1 | 1100х1 100 | 落 底 井 0.571 0.281 
7 СІЗ сы |а Ек 0491 
y 
D 知识 链接 S 





RADERA APE + 管 壁 厚 + 坐 桨 厚度 (通常 为 2cm) 
井深 ( 落 底 )= 设 计 井 盖 PARESE әде 落 底 高 度 

井 室 高 度 H: 按 设计 要 求 医 小 高 度 确定 。 x, 

RARR ИДӘНЕ жй. DAERAH VER ЗЕ J9. J (й Ж 2ст) 
BRIA EMATEA A ЛЕ БЛ Her k АБ 

HADE л аны) 盖 核 厚 1 

7. t A a k= И ВА а -HAA 


如 Wi ғы mmx1 100mm 8 +, Rem 6.13 和 图 6.14 可 知 : 

井深 =5.273-2.627+(0.45-0.4)/2+0.02=3.141(m) 

井 室 高 度 H 取 定 为 设计 最 小 值 : 1.8m 

井 室 砌 筑 高 度 =1.8+(0.45-0.4)/2+0.02=1.845(m) 

井 简 高 度 =3.141-1.845-0.12=1.176(m)( 查 井 顶 板 配 筋 图 ， 可 知 井 室 盖 板 即 井 顶板 厚 为 0.12m) 

井筒 砌 贫 高 度 =1.176-0.25-0.04=0.886(m)( 查 井 座 配 筋 图 ， 可知 井 圈 厚 0.25m, 井盖 及 井 
2. 9 0.04m) 

47 ҮІ Я 1 100mmx1 100mm 落 底 井 ， 根 据 图 6.11 和 图 6.12 可 知 : 

井深 =5.850-3.359+0.5=2.991(m) 

井 室 高 度 H 取 定 为 设计 最 小 值 : 1.8m 

井 室 砌 筑 高 度 =1.8+0.5=2.3(m) 

井 简 高 度 =2.991-2.3-0.12=0.571(m)( 查 井 顶板 配 筋 图 ， 可 知 井 室 盖 板 即 井 顶 板 厚 为 0.12m) 

井 简 砌 筑 高 度 =0.571-0.25-0.04=0.281(m)( 查 井 座 配 盘 图， 可 知 井 圈 厚 0.25m， 井 盖 及 
井盖 座 厚 0.04m) 

(3) 计算 分 部 分 项 的 项 目 工程 量 ， 并 确定 套用 的 定额 子 目 . 

Ф 计算 土石 方 相关 分 部 分 项 项 目的 工程 量 ， 见 表 6-8. 
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О 计算 检查 井 相 关 分 部 分 项 项 目的 工程 量 ， 见 表 6-10. 


表 6-10 检查 井 相关 分 部 分 项 项 目 工程 量 计算 表 



































































































Д 分 部 分 项 项 目 名 称 s 数量 Бы 

号 位 子 目 

22 |1100x1 100 污水 流 槽 井 [ 按 平 098m 计算 ， 井 室 砌 筑 高 度 =1.84sm， 井 简 高 度 

/=-3.098-1.845-0.12=1.133(m)， 井 简 砌 筑 高 度 =1.133-0.25-0.04=0.843(m] 
1 [с10 FE m° |(2.04+2x0.1)x(2.04+2x0.1)x0.1x4 2.01 | 6-2294 
2 |C20 井 底板 m° | 2.04x2.04x0.2x4 3.33 | 6-2764 
3 砌 筑 (矩形 、M10 砂浆 ) | т> |2.18x1.845x4+0.35x4 17.49 | 6-231н 
4 | 井 简 砌 筑 ( 圆 形 、M10 砂浆 ) | m° |0.71х0.843х4 x 2.39 | 6-2304 
5 | 井 壁 抹 灰 m? |(11.76x1.845+5.91x0.843)x4 KA 106.72 | 6-237 
6 | 2.14x4 NA 8.56 | 6-239 
7 | С20 + | m° [0.1974 =! 0.79 | 6-337 
8 | c2o 井 室 盖 板 安装 0.1974 NA 0.79 | 6-348 
9 | c30 HRAT 0.182x4 NA SŠ 0.73 | 6-2494 
10 | C30 井 圈 安装 0.73 | 6-353 
и |4700 铸铁 井盖 、 4 6-252 
1) x 

12 [Сто 井 垫 层 > (2.04%2х0.1)<(0,04%2<0 0-01 0.50 | 6-2291 
13 |C20 井 底板 2.04х2.04х0.2 _ (5% ы 0.83 | 6-276H 
14 | 井 室 砌 筑 (矩形 -MI10 ҤЕ) 2.18x23 ` 5.01 | 6-231н 
15 | 井 简 砌 筑 ( 圆 形 、VNO 砂浆 ) | = | 0.7150.281. 020 | 6-2304 
16 unda > 11.76%2.3+5.91x0.281 28.71 | 6-237 

17 室 盖 板 预制 0.197x1 020 | 6-337 

18 | C20 井 室 盖 板 安装 m° |0.197х1 0.20 | 6-348 

19 | СЗО 井 圈 预制 m° [0.182х1 0.18 | 6-2494 
20 | СЗО 井 圈 安装 m° [0.182х1 0.18 | 6-353 

21 | #700 铸铁 井盖 、 装 套 |1 1 6-252 

三 |1 100x1 100 雨水 流 槽 井 ( 井 .521m) 

22 | C10 井 垫 层 m° | (2.04+2x0.1)x(2.04+2x0.1)x0.1 0.50 | 6-229н 
23 | C20 井 底板 ma |2.04х2.04х0.2 0.83 | 6-276н 
24 | 井 室 砌 筑 (矩形 、MI10 砂浆 ) | ma |2.18х1.875+0.35 4.44 | 6-231H 
25 | 井 简 砌 筑 ( 圆 形 、M10 Ж) | m° |0.71х0.236 0.17 | 6-2304 
26 | 井 壁 抹 灰 т? |11.76x1.875+5.91x0.236 23.44 | 6-237 

27 | 流 槽 抹 灰 m? |2.14х1 2.14 | 6-239 
28 | C20 井 室 盖 板 预制 m? |0.197x1 020 | 6-337 

29 | C20 井 室 盖 板 安装 m° |0.197х1 020 | 6-348 
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8% 
分 部 分 项 项 目 名 称 

30 | СЗ0 井 圈 预制 m° 0.18 | 6-249H 
31 | C30 ЗЕ 22 m° 0.18 | 6-353 
32 | 0700 铸铁 井盖 、 座 安装 套 |1 1 6-252 
四 | 1 100x1 250 雨水 沙 底 井 (井深 为 3.201m) 

33 [Сто 井 垫 层 m° |(2.04+2х0.1)х(2.19+2х0.1)х0.1 0.54 | 6-2294 
34 | C20 井 底板 т? |2.04х2.19х0.2 0.89 | 6-276ң 

0.93? 
35 | 井 室 砌 筑 (矩形 、M10 砂浆 ) | m° |2.29х2.3- z x0.37 , 5.02 | 6-2314 
А 

36 | 井 简 砌 筑 ( 圆 形 、M10 Ж) | т” |0.71х0.491 P 035 | 6-2304 
37 | 井 壁 抹 灰 m? | 12.36x2.3+5.91x0.491 SN 3133 | 6-237 


























ВИНИЛ СЫ ЖОЕ 
基础 


0.006 17х102(5+4)х(45-1.1)х2+0.006 17x 
82x8.005x(45-1.1)x2 







0.006 17x62x(5.38+7.64+3.44)x7+0.006 17x 
42х15.30х7 
23.232х6+24.290х1 





3 | 预制 构件 钢筋 ， 圆 钢 ( 井 圈 ) 6-1126 








4 | 预制 构件 钢筋 ， 螺 纹 钢 ( 井 室 盖 板 ) 
(4) 确定 技术 措施 项 目 ， 并 计算 工程 量 、 确 定 套用 的 定额 子 目 ， 见 表 6-12. 


表 6-12 施工 技术 措施 项 目 工程 量 计算 表 


技术 措施 项 目 名 称 单位 


(27+30+30+20)- 1.2+(45+45+20)- 1.2 
(27+30+30+20)— 1.2+(45+45+20)- 1.2 








1-324 
1-325 





< |2x7+2x10 
根据 施工 方案 确定 











《排水 工程 》 预 算 定额 应 用 


%бғ 





续 表 



































Ы 技术 措施 项 目 名 称 

5 | lm 挖掘 机 进出 场 根据 施工 方案 确定 

6 | 现 浇 管道 混凝土 垫 层 模板 0.1x(45-1.1)x2x2 17.56 | 6-1044 

7 | 现 浇 管道 平 基 模 板 0.08x(45-1.1)x2x2 14.05 | 6-1094 

8 | 现 浇 管道 管 座 模板 0.208х(45-1.1)х2х2 36.52 | 6-1096 
JF: 2.24х0.1х4х4 

9 | 现 浇 井 垫 层 模板 6.31 | 6-1044 





KJ}: 2.24x0.1x4x2+2.24x0.1x2+2.39x0.1x2 








现 浇 井 底板 模板 





预制 并 圈 模板 


(5) 确定 组 织 措施 项 目 。 

根据 本 工程 的 实际 情 
位 复 测 费 、 夜 间 施 工 增加 费 、 冬 
RPR. 

(6) 确定 人 、 材 、 机 单价 ， 

Ф DN4O0UPVC ## ғ 
元 /t，DN400 ОРУС #1 
价 为 400 元 / 千 块 ; 


т Н 








况 ， 考 虑 计 取 一 下 放 


№0295 元 /m，D500 钢 


F: 2.04x0.2x4x4 
JF: 2.04x0.2x4x2+2.04x0. > 219502х2 
{#)+0.240.2+40.22 , 
0.73( 污 水 井 )+0.18+0.18+0\18 





6-1111 








<> 
ANERE: ZAMMIN. ій 
тык 5 行车 行人 干扰 增加 费 、 已 完工 程 及 设备 


AR ха. 


为 20 元 /只 ， ж 2400 0/0, 螺纹 钢 单 价 为 3 300 
焉 土管 道 单价 为 150 元 Im， 砖 块 音 
三 类 信 工 工 日 单价 为 70 元 ; 其 他 人 、 材 、 

















单价 为 65 元 


Wapa сила ын RN xw пий. 


ИЖ 


Ф хез 
® 2. 





工程 。 








版 ) 及 浙江 省 有 关 规 定 的 费 率 范 
额 》(2010 版 ) 的 规定 计 取 ， 








çS 
j 
织 措施 费 的 费 率 按 《浙江 省 建设 工程 施工 费用 定额 》(2010 
的 低 值 计 取 ; 规 费 、 税 金 按 《 浙 江 省 建设 工程 施工 费用 定 


(7) 计算 定额 计价 模式 下 ， 本 排水 管道 工程 的 投标 报价 ， 详 见 表 6-13 ~ Ж 6-21. 


表 6-13 ”投标 报价 靡 页 
某 市 中 华 路 排水 管道 工程 














预算 价 
预算 价 (小 写 ) 174 459 元 
(КБ). ЗАЖИМ 
工程 造价 
发 包 人 : 承包 人 : 咨询 人 : 
(单位 盖 章 ) (单位 盖 章 ) (单位 资质 专用 章 ) 
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法 定 代表 人 法 定 代表 人 
或 其 授权 人 : 或 其 授权 人 : 

(造价 人 员 签字 盖 专 用 章 ) (造价 人 员 签 字 盖 专用 章 ) 
® Л: я É Л: 

(造价 人 员 签 字 盖 专用 章 ) (造价 工程 师 签字 盖 专 用 章 ) 
编制 时 间 : 复核 时 间 : 

表 6-14 总 说 明 
工程 名 称 ; 某 市 中 华 路 排水 管道 工程 第 1 页 共 1 页 
、 工 程 概况 及 实施 范围 


某 市 中 华 路 排水 管道 工程 雨水 管道 实施 的 起 旋 井 号 为 Y1~~Y3， 污 水 管道 实施 的 起 旋 井 号 为 W1 一 
W4， 均 不 包括 沿线 的 支管 及 支管 井 、 不 包括 雨水 口 及 连接 管 。 管 径 D<4⁄ 采用 承 插 式 UPVC 管 、 
砂 基础 : 管 径 D2500mm 采用 承 插 式 钢筋 混凝土 管 、 钢 筋 混凝土 条 ж, 坪 污 水 均 采 用 砖 砌 矩形 或 方 
形 检查 井 。 工 程 沿线 土质 为 砂 性 土 ， 地 下 水 位 于 地 表 以 下 1.32:1.5т. 

二 、 施 工 方案 7 

(1) 本 工程 土质 为 砂 性 土 ， и 在 雨水 、 污 水 管道 
沟 档 一 侧 设置 单 排 井 点 ， 井 点 管 间距 为 12m, ЭЕ 设 长 度 超出 沟 槽 两 端 各 10m。 

(2) 沟 槽 挖 方 тк ига ERR ANAKE 土质 情况 确定 为 1 : 0.5; PERAK 30cm 
的 土方 用 人 工 辅 助 清 底 。W1 一 W4 = 挖 ，Y1 一 Y3 两 端 管道 一 起 开 挖 ， 先 施工 污水 管道 ， 
再 施工 雨水 管道 。 Жз 

(3) 沟 槽 所 挖 土方 就 近 用 : и: и +. АЛШ 0 车 外 运 、 运 距 为 Skm。 

(4) RURANI TE? У x 
(5) 混凝土 、 砂 浆 均 采 用 拌 制 。 


(6) 钢筋 混 凝 了 ARE Tea 其 他 部 位 混凝土 施工 时 采用 木 模 或 复合 





木 模 。 

(7) ° кте. Be зе. 抹 灰 时 不 考虑 脚手架 。 

(8) 配备 Im 履带 式 挖掘 机 1 台 

、 人 、 材 、 机 单价 的 取 定 

DN400 UPVC 管道 橡胶 圈 单 价 为 20 元 /只 ， 圆 钢 单 价 为 3 400 元 /t， 螺 纹 钢 单 价 为 3 300 元 /t，DN400 
UPVC 管道 单价 为 95 元 Im，D500 钢筋 混凝土 管道 单价 为 150 元 /m， 砖 块 单价 为 400 T/F: 一 类 人 工 
工 日 单价 为 65 元 , 二 类 人 工 工 日 单价 为 70 元 ; 其 他 人 、 材 、 机 单价 按 《 浙 江 省 市 政工 程 预算 定额 》(2010 
版 ) 计 取 。 
四 、 费 率 的 取 定 

企业 管理 费 、 利 润 、 各 项 组 织 措施 费 的 费 率 按 《 浙 江 省 建设 工程 施工 费用 定额 》(2010 版 ) 及 浙江 省 
有 关 规 定 的 费 率 范围 的 低 值 计 取 ;， 规 费 、 税 金 按 《 浙 江 省 建设 工程 施工 费用 定额 》(2010 版 ) 的 规定 计 取 。 
五 、 编 制 依据 

(D《 浙 江 省 市 政工 程 预算 定额 》(2010 №. 

(2)《 浙 江 省 建设 工程 施工 费用 定额 》(2010 版 )。 


























(4) 建 建 发 [2015]517 号 一 一 关于 规范 建设 工程 安全 文明 施工 费 计 取 的 通知 。 
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表 6-15 工程 项 目 预算 汇总 表 


工程 名 称 ; 某 市 中 华 路 排水 管道 工 第 1 页 共 1 页 




















序号 金额 /元 
1 174 459.35 
rr | | 174 459.35 
& t 174 459 


表 6-16 单位 (专业 ) 工 程 预算 费用 计算 表 
位 (专业 ) 工 程 名 称 : 排水 -排水 第 1 页 共 1 页 
号 费用 名 称 计算 公 金额 /元 














































































预算 定额 分 部 分 项 工程 量 定 计 146 016.78 
a 1. 人 工 费 + 机 械 费 53 375.41 
施工 组 织 措施 费 «Ат 7312.44 
ES 费 ( 含 扬尘 防治 增加 费 | Т.5496 6 159.52 
3 Л 到 [50.03% 16.01 
4 -增加 9 1x0.1% 53.38 
5 1x0.01% 5.34 
6 1х0.02% 10.68 
7 тх 1067.51 
© | AMA 一 [N13 6 938.80 
四 | 利润 % > [вә 4270.03 
R | 规 费 、 k 12+13 3 896.40 
8. HETEN НАКИ. A 1x7.3% 3 896.40 
按 相关 规 和 0.00 
六 | 危险 作业 意外 伤害 保险 按 相关 规 4 0.00 
七 “| 总 承包 服务 费 0.00 
10. 总 承包 管理 和 协调 费 分 包 项 目 工程 造价 x0% 0.00 
11. 总 承包 管理 、 协 调和 服务 费 分 包 项 目 工程 造价 x0% 0.00 
12， 甲 供 材料 设备 管理 服务 费 甲 供 材料 设备 费 x0% 0.00 
A | 风险 费 (一 + 二 + 三 + 四 + 五 + 六 + 七 )x0% 0.00 
-+ 二 + 三 + 四 + 五 + 六 + 七 + 
| lasqa МА ою 
F | 计 税 不 计 费 计 税 不 计 费 0.00 
十 一 | 不 计 税 不 计 费 不 计 税 不 计 费 0.00 
十 二 | 税金 | т НЕННЕ одод 
+= | 建设 工程 造价 ey 174 459.35 
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表 6-19 主要 材料 价格 表 
单位 (专业 ) 工 程 名 称 : 排水 -排水 第 1 页 共 1 页 






序 “材料 编 


号 码 


材料 (设备 ) 名 称 规格 、 型 号 等 单位 数量 单价 /元 合 价 /元 























































1 | 0403045 黄 砂 ( 毛 砂 ) 综合 348.034 40 13 921.36 
2 | 0413091 混凝土 实心 砖 240x115x53 19.193 400 7677.32 
3 | 1431437 BENG at DN400 84.956 95 8070.77 
4 | 1445021 | 钢筋 混凝土 承 插 管 $500x4 000 88.678 150 13301.70 
5 | 3301031 铸铁 井盖 $700 轻型 7.000 _ 649 4 543.00 
6 |j3115031 电 ( 机 械 ) МЫ, 0.854 11 759.36 
7 | 0205605 橡胶 圈 “180 243.60 
8 |8021211 1 192.937 | 5277.65 
9 | 9908042 射流 井 点 泵 у а] 55.3879 | 5649.57 
ез y 70 444.33 








SN- 
06-20% 主要 工 日 价格 表 _. 
> x 
单位 (专业 ) 工 程 名 称 : 排水 -排水 <) 了 ` y АХ 
тя ч 数 m 单价 /元 


共 1 页 


第 1 页 


`V 











Аим 


表 6-21 主要 机 械 台 班 价格 表 
































单位 (专业 ) 工 程 名 称 : 排水 -排水 第 1 页 共 1 页 

序号 机 械 设备 名 称 数 量 单价 /元 
1 履带 式 推土机 90kW 0.360 732.633 5 
2 履带 式 单 斗 挖掘 机 (液压 )lmy 1.806 1 105.38 
3 电 机 20 一 62kg。m 70.092 21.796 4 
4 履带 式 电动 起 重 机 St 19.215 171.71 
Š 汽车 式 起 重 机 St 1.212 357.21 
6 载 货 汽车 St 0.215 344.136 5 
7 Н 12t 2.371 698.776 5 
8 平板 拖车 组 40t 1.000 1 047.049 5 
9 机 动 翻斗 车 1t 4.481 136.730 5 











189 


A 
—HR 
ШІ PATEH HNE 































续 表 

序号 机 械 设备 名 称 单位 қы 单价 /元 
10 “| 酒水 汽车 0001. 0.091 410.056 
11 电动 卷扬机 单 简 慢 速 50kN 0.332 120.7444 
12 ”| 双 锥 反 转 出 料 混凝土 搅拌 机 350L 2.355 123.726 1 
13 灰 浆 搅拌 机 200L 1.370 85.572 9 
14 “| 钢筋 切断 机 #40 0.139 38.823 4 
15 NWE 01440 0.280 20.951 2 

16  |Ж11 500 0.089 25.386 
木工 压 刨床 单 面 600mm 台 .02 33.414 4 





400.579 5 
210431 116.51 
102.000 55.3879 
直流 弧 焊 机 32kW Е 0.227 94.274 4 
对 焊 机 容量 7SkV - A Б 0.038 123.056 6 
ЛК 75КУ -А AU 0.049 175.914 
混凝土 振 捣 器 平板 式 BLL ТЕ 7.076 17.556 
混凝土 振 的 器 插入 式 ` IIE | 2.393 4.826 








x % взшезш 2 D 
FA з V 
一 、 简 答题 / PP Ж б 
排水 管道 基础 、 热 层 、 管 道 铺设 工程 量 计 算 时 ， 是 否 需 扣 除 检 查 井 所 占 长 度 ? 管道 
а 扣除 检查 井 所 占 长 度 ? 
2. 管道 管 座 角度 如 果 与 定额 不 同 ， 在 套用 管道 接口 定额 时 ， 如 何 换算 ? 
3， 塑 料 管道 铺设 定额 子 目 基价 是 否 包 括 橡胶 圈 的 费用 ? 
4. 某 排水 管道 基础 采用 钢筋 混凝土 条 形 基础 ， 施 工时 均 采 用 木 模 ， 试 分 别 确 定 管道 平 
基 、 管 座 模板 套用 的 定额 子 目 。 
5. 某 排 水 检查 井 ， 其 井 室 盖 板 、 井 口 盖 板 均 为 预制 混凝土 ， 施 工时 均 采 用 木 模 ， 试 分 
别 确定 井 室 盖 板 、 井 口 盖 板 模板 套用 的 定额 子 目 。 
6. 如何 计算 检查 井 的 井深 ?如 何 确定 井 室 的 高 度 以 及 井 简 的 高 度 
7. 井 简 的 总 高 度 与 井筒 的 动 筑 高 度 相 同 吗 ? 
8. 流 模 井 与 落 底 井 的 计算 项 目 有 什么 区 别 ? 
9. 流 楼 井 的 流 楼 砌 筑 和 流 楼 抹 灰 项 目 如 何 套用 定额 子 目 ? 
10. 检查 井 施 工时 ， 通 常 哪些 部 位 是 现 浇 的 ?哪些 部 位 是 预制 的 ? 
11. 现 浇 混 凝 土 的 模板 与 预制 混凝土 的 模板 计算 规则 有 何不 同 ? 
12. 钢筋 混凝土 条 形 基础 管 座 混凝土 的 工程 量 如 何 计算 ? 
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13. 管道 顶 进 工 程 量 如 何 计算 ? 水 平定 向 钻 牵 引 工程 量 如 何 计算 ? 

14.， 沉 井 丸 脚 高 度 怎么 确定 ? 

15. 沉 井 井 壁 厚度 上 下 不 同时 ， 如 何 套用 定额 ? 

16. 构筑 物 池 壁 挑 栖 、 池 壁 牛 腿 有 何不 同 ? 

17. 构筑 物 工 程 预制 钢筋 混凝土 池内 壁 板 安装 套用 什么 定额 子 目 ? 

18. 排水 工程 中 ,预制 混凝土 构件 的 模板 与 现 浇 混凝土 的 模板 工程 量 计算 规则 相同 吗 ? 

19. 排水 工程 中 ， 后 张 法 预 应 力 钢筋 长 度 如 何 确定 ? 

二 、 计 算 题 

1. D1500 钢筋 混凝土 平 口 管 ， 采用 钢丝 网 水 泥 砂 桨 接口 (135° 管 基 )， 确 定 套 用 的 定额 
子 目 及 基价 。 

2. D1500 钢筋 混凝土 平 口 管 ， A 设计 要 求 内 抹 口 ， 
— 的 定额 子 目 及 基价 。 

3， 计 算 图 6.4 Ф Y3 ~ Y4 段 管道 铺设 及 热 层 、 Si 并 确定 套用 的 定额 子 目 
及 基价 。 

4. #61 500 顶 管 工程 ， A A ison 设置 三 级 中 继 间 ,如 图 6.25 
所 示 。 计 算 该 项 管 工程 人 工 的 用 量 。 Фо 

3# 中 继 间 ЕШ 














Шы 








40m pE > \ 30т ы. 40m 
人 三 级 中 继 间 示意 图 这 
5， 某 排水 构筑 物 ҚА, нө 池 底 ， ЖО. б PIN 池 底 板 控 深 为 
4m， 确 定 池 底板 模板 套用 的 定额 子 目 及 基价 。 > 
人 采用 木 模板 ， 确 定 套用 的 定额 子 目 及 
基价 。 
7. 计算 图 6.7 Ф Ү5. Y6 йй тн, ЖАНЕ. 
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2 钻 孔 灌注 桩 计算 规则 、 计 个 定额 的 套用 和 换算 。 
т. оет. 

‚ 钢筋 

. ЭЖ 、 预 制 混凝土 工程 工程 量 计算 规则 、 计 算 方 法 、 定 额 的 套用 和 换算 。 
.安装 工程 工程 量 计算 规则 、 计 算 方 法 、 定 额 的 套用 和 换算 。 

.临时 工程 工程 量 计 算 规 则 、 计 算 方法 、 定 额 的 套用 和 换算 。 


计算 规则 、 计 定额 的 套用 和 换算 。 


第 了 章 Қош Еки 





某 桥梁 工程 钻 孔 灌注 柱 基 础 如 下 图 所 示 ， 桩 径 为 1.2m， 桩 顶 设计 标高 为 0.00m， 桩 底 
设计 标高 为 -29.530m， 柱 底 要 求 入 岩 0.5m， 桩 身 采 用 C25 钢筋 混凝土 ， 现 要 计算 钻 孔 灌注 
桩 相关 的 工程 量 。 有 哪些 项 目 需要 计算 ? 如 何 进行 计算 ? 

计算 时 要 考虑 原 地 面 标高 、 设 计 柱 顶 标高 、 设 计 柱 底 标 高 、 混 凝 土 灌注 后 桩 顶 标 高 之 
间 的 关系 。 


1.00m 


— Y АС 


0.00m 





y ХМ 3 
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《桥涵 工程 》 是 《浙江 省 市 政工 程 预算 定额 》(2010 版 ) 的 第 三 册 ， 包 括 打桩 工程 、 钻 孔 
灌注 桩 工程 、 砌 筑 工程 、 钢 筋 工程 、 现 浇 混 凝 土工 程 、 预 制 混 凝 土工 程 、 立 交 箱 涵 工程 、 
安装 工程 、 临 时 工程 、 装 饰 工程 ， 共 10 章 。 

1.《 桥 涵 工 程 》 册 的 定额 适用 范围 

(1) 单 跨 100m 以 内 的 城镇 桥梁 工程 。 

(2) 单 跨 Sm 以 内 的 各 种 板 涵 、 拱 涵 工程 。 

(3) 穿越 城市 道路 及 铁路 的 立交 箱 涵 工程 。 

2.《 桥 涵 工 程 》 册 定额 套用 及 相关 说 

(Т) 预制 混凝土 及 钢筋 混凝土 构件 均 属 现场 预制 ， 不 适用 于 独立 核算 、 执 行 产 品 出 / 
价格 的 构件 厂 所 生产 的 构 配 件 。 

(2) 本 册 定 额 中 未 包括 预制 构件 的 场 外 运输 。 




















= 
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(3) 本 册 定 额 中 均 未 包括 各 类 操作 脚手架 ， 发 生 时 按 《 通 用 项 目 》 相 应 定额 执行 。 
(4) 本 册 定额 河道 水 深 取 定 为 3m。 
(5) 圆 管 涵 套 用 第 六 册 《 排 水 工程 》 的 定额 ， 其 中 管道 铺设 及 基础 项 目 人 工 、 机 械 费 
乘 以 系数 1.25。 
(6) 本 册 定 额 提升 高 度 按 原 地 面 标高 至 梁 底 标高 Sm 为 界 。 若 超过 8m， 应 考虑 超 高 因 
素 ( 悬 浇 箱 梁 除外 )。 
@ 现 浇 混凝土 项 目 按 提升 高 度 不 同 将 全 桥 划 分 为 若干 段 , 以 超 高 段 承 台 项 面 以 上 混 凝 
土 (不 含 泵 送 混凝土 )、 模 板 、 钢 筋 的 工程 量 ， 按 表 7-1 调整 相应 定额 中 起 重 机 械 的 规格 ， 人 
工 、 起 重 机 台 班 的 消耗 量 应 分 段 调整 。 
© 陆 上 安装 梁 可 按 表 7-1 调整 相应 定额 中 的 人 工 及 起 重 机 械 台 班 的 消耗 量 ,但 起 重 机 
械 的 规格 不 做 调整 。 И 
Ж7-4 现 浇 混凝土 、 陆 上 安装 梁 的 人 工 及 起 
现 浇 混凝土 陆 上 安装 梁 
St 履带 式 电 动 起 重 机 Ат 起 重 机 械 
menam | 消耗 量 系数 |. Аян» | mamam | mem 
| o | пози, {їйдєй | aao | 
< | 1 | JRNF| = minenn 
ma | mo [учю |өнелііні so | 19 


【 例 7-1】 жт ERA RENEE TIY АЙ 25m， 已 知 提升 高 度 为 10m， 
确定 套用 的 定额 子 目 及 » Ë 
«ӘРІ сен вн У 
5: Sm, ERTA: жала НЯЦ 1.10 
基价 >957+52.89x(1.10-1)+904.33x(1.10-1) = 1 053(75/10m°) 
【 例 7-2】 某 桥梁 工程 现 浇 桥墩 盖 梁 ， 采 用 C20(40) 现 浇 现 拌 混凝土 ， 已 知 提升 高 度 为 
16m， 试 确定 现 浇 桥墩 盖 梁 混凝土 、 模 板 套用 的 定额 子 目 及 基价 。 
【 解 】 提 升 高 度 <22m， 查 表 可 知 : 人 工 消耗 量 乘 系数 1.05， 起 重 机 械 规格 调整 为 25t 
履带 式 起 重 机 、 消 耗 量 乘 系数 1.05 
5t 履带 式 起 重 机 人 台 班 单价 为 144.71 元 / 台 班 
25t 履带 式 起 重 机 合 班 单价 为 646.24 元 / 合 班 
(1) 墩 盖 梁 混凝土 : 
套用 定额 子 目 : [3-246]H 
基价 =2 863+574.48x(1.05-1)+(0.77x1.05x646.24-0.77x144.71) 
= 3 303( 元 /10m’) 
(2) 墩 盖 梁 混 凝 土 模板 
套用 定额 子 目 : [3-248]H 
基价 =439+215.00x(1.05-1)+(0.57x1.05x646.24-0.57x144.71) 
ж754(7/10т?) 
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第 了 章 Юнит 





М 
№ 
5 
т 
H 
Rü 








打桩 工程 包括 打 基 础 圆 木 柱 、 打 钢筋 混凝土 方 柱 、 打 钢筋 混凝土 板 柱 、 打 钢筋 
混凝土 管 柱 、 打 钢管 柱 、 接 桩 、 送 桩 及 钢管 桩 内 切割 、 精 割 盖帽 、 管 内 钻 孔 取 土 、 
填 心 等 相关 子 目 。 


工程 量 计算 规则 











„2 
z ч 
x 钢筋 混凝土 方 柱 、 板 桩 按 柱 ася БЕНИН, 
©) я ош 断面 面积 ， 减 去 空心 部 分 体 


1 


职 计算 。 
(3) 钢管 桩 按 成 品 桩 考虑 ， Сны 底 标高 )、 管 径 、 壁 厚 以 t 
% N 
G няня ZZ ` хх 


为 单位 计算 。 $ 
钢管 W. <s yS 


>. &=(D- a ai (7-1) 


式 中 рт, 
D— 钢管 柱 直 径 ，mmi 


6 一 一 钢管 桩 壁 厚 ，mm; 
[一 一 钢管 桩 长 度 ，m.。 

















2. 焊接 桩 

焊接 桩 型 钢 用 量 可 按 实 际 调整 。 

3. 送 桩 

(Т) 陆 上 打桩 时 ， 以 原 地 面 平均 标高 增加 lm 为 界线 ， 界 线 以 下 至 设计 桩 项 标高 








之 间 的 打桩 实体 积 为 送 桩 工程 量 。 

(2) 支架 上 打桩 时 ， 以 当地 施工 期 间 的 最 高 潮水 位 增加 0.5m 为 界线 ， 界 线 以 下 
至 设计 桩 项 标高 之 间 的 打桩 实体 积 为 送 桩 工程 量 。 

(3) 船上 打桩 时 ， 以 当地 施工 期 间 的 平均 水 位 增加 lm 为 界线 ， 界 线 以 下 至 设计 
桩 顶 标高 之 间 的 打桩 实体 积 为 送 桩 工程 量 。 

【 例 7-3】 某 桥 合 基础 共 设 20 根 C30 预制 钢筋 混凝土 方 桩 ， 如 图 7.1 所 示 ， 自 
然 地 坪 标高 为 0.5m， 桩 顶 标高 为 -0.3m， 设 计 桩 长 18m( 包 括 桩 尖 )， 每 根 桩 分 2 节 预 














ke 


【参考 图 文 】 


195 


A 
A 
ПП 市 收工 程 计量 与 计价 第 三 版) 


0.500 制 ， 陆 上 打桩 ， 采 用 焊接 接 桩 ， 计 算 打 桩 、 接 桩 与 送 桩 的 


工程 量 ， 并 确定 套用 的 定额 子 目 及 基价 。 





分 段 预制 


(2) 接 桩 : n=20( 个 ) 

套用 定额 [3-55 基价 =252 元 /个 
(3) 送 桩 : 
V=0.4x0.4x(0.S+1+0.3)x20=5.76(m?) 








4 钢管 桩 内 切割 
таай шина. 
5. МЕНЕЕ > 
工程 量 按 精 割 、 安 





图 7.1 钢筋 混凝土 方术 (单位 ，m) 计算 。 
钢管 桩 管内 钻 孔 取 寺 ху 
р 
7. 钢管 桩 十 必 


工程 量 按 钢管 桩 内 混凝土 填 sed m° 为 单位 Еа 
П тиннин — aw 


(1) 定额 中 土质 类 别 均 按 甲 级 十 考虑 。 V 
(2) Е СН 3 aba 22244 但 不 包括 支架 平台 ， 
搭设 与 拆除 应 涵 工 程 》 第 9 章 的 有 疾 项 目 计算 。 


СЕЛ (1) 打桩 : V=0.4x0.4x18x20=57.6(m°) 
套用 定额 [3-16 基价 =1 607 元 /10m3 


套用 定额 [3-74 基价 =4 758 元 /10m 


盖帽 的 数量 以 个 为 单位 


其 支架 平台 的 


G) 陆 上 打桩 采用 履带 式 柴油 打桩 机 时 ， 不 计 陆 上 工作 平台 费 ， 可 计 20m 碎 石 垫 层 ， 


面积 按 陆 上 工作 平台 面积 计算 。 
(4) 船上 打桩 定额 按 两 艘 船只 拼 搭 、 捆 绑 考 虑 。 








(5) 打 钢 筋 混凝土 板 桩 定额 中 ， 均 已 包括 打 、 拔 导向 桩 内 容 ， 不 得 重复 计算 。 





(6) 陆 上 、 支 架 上 、 船 上 打桩 定额 中 均 未 包括 运 桩 。 





(7) 打桩 机 械 的 安 拆 、 场 外 运输 费用 按 机 械 台 班 费用 定额 有 关 规 定 计算 。 
(8) 如 设计 要 求 需 评 除 桩 项 时 ， 可 套用 《桥涵 工程 》 第 9 章 “ 临 时 工程 ”的 有 关子 目 。 









































(9) 如 打 基 础 圆 木 桩 采用 挖掘 机 时 ， 可 套用 《通用 项 目 》 相 应 定额 ， 
应 调整 。 
(10) 本 章 定额 均 为 打 直 柱 ， 如 打 和 斜 柱 ( 包 括 俯 打 、 仰 打 ) 斜 率 在 1 : 6 以 
系数 1.33， 机 械 乘 以 系数 1.43。 











木 桩 含量 做 相 











内 时 ， 人 工 乘 以 





(11) 送 桩 定额 按 送 4m 为 界 ， 如 果实 际 超过 4m 时 ， 按 相应 定额 乘 以 1 
@) 送 桩 Sm 以 内 乘 以 系数 1.2; 
@ 送 桩 6m 以 内 乘 以 系数 1.5; 
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下 列 调整 系数 ， 


#7= Юрка 





© 送 桩 7m 以 内 乘 以 系数 2.0; 

@ 送 桩 7m 以上， 以 调整 后 7m 为 基础 、 每 超过 lm 递增 系数 0.75。 

(12) 打 钢 管 桩 定额 中 不 包括 接 桩 费用 ， 如 果 发 生 接 柱 ， 接 实际 接头 数量 套用 钢管 桩 接 
桩 定额 。 

(13) 打 钢 管 柱 送 柱 ， 按 打桩 定额 人 工 、 机 械 数 量 乘 以 系数 1.9 计算 。 

【 例 7-4] 某 工程 在 支架 上 打 钢 筋 混凝土 板 桩 ， 斜 柱 ， 桩 截面 面积 为 0.09m， 桩 长 为 
10m( 包 括 桩 尖 )， 共 计 12 根 桩 。 施工 期间 最 高 潮水 位 标高 为 1.5m， 设 计 桩 顶 标高 为 -3.5m， 
计算 该 工程 打桩 、 送 桩 的 工程 量 ， 并 确定 套用 的 定额 子 目 及 基价 。 

【 解 】(1) 打桩 工程 量 =0.09x10x12=10.8(m’) 

套用 定额 [3-28]H 

基价 =1 108+309.6x(1.33-1)+728.86x(1.43-1)=1 524( 元 /10m3 

(2) 送 桩 工程 量 =(1.5+0.5+3.5)x0.09x12=5.94(m3) "Ж 

套用 定额 [3-69]H < < 

基价 =2 916 7/10т° 

[491 7-5] 某 工程 在 支架 上 打 钢 管 柱 ， 桩 径 桩 长 为 36m， 施 工期 间 最 高 潮 
水 位 标高 为 Im， 设 计 桩 顶 标高 为 -2m， 确 定 六 я 

【 解 】 套 用 定额 [3-49]H 

基价 =1 862+435.16x(1 йө 9-)- ЗЮ 


КЕ >, қ A х 
73 аните | 






































钻 孔 灌注 椎 工程 包括 埋设 护 简 、 人 工 挖 孔 柱 、 回 旋 钻 机 钻 孔 、 冲 孔 桩 机 带 冲 抓 锥 成 孔 、 
冲 孔 桩 机 带 冲击 锥 成 孔 、 泥 浆 池 建造 和 拆除 、 泥 浆 运输 、 钻 孔 桩 灌注 混凝土 等 相应 子 目 。 


теши 


1. 埋设 钢 护 简 

工程 量 按 埋 设 钢 护 简 的 长 度 以 m 为 单位 计算 。 

2. 成 孔 / 冲 孔 / 挖 孔 

(1) 回旋 钻机 钻 孔 成 孔 工程 量 按 成 孔 长 度 乘 以 设计 桩 截面 积 以 m 为 单位 计算 。 

陆 上 时 ， 成 孔 长 度 为 原 地 面 至 设计 桩 底 的 长 度 ， 水 上 时 ， 成 孔 长 度 为 水 平面 至 设计 桩 
底 的 长 度 减 去 水 深 。 
入 岩 增 加 费 工程 量 按 实际 入 岩 量 以 m 为 单位 计算 ， 即 按 实际 入 岩 长 度 x 设 计 桩 截面 积 
计算 。 
(2) 冲 孔 桩 机 带 冲 抓 ( 击 ) 锥 冲 孔 工程 量 按 进 入 各 类 士 层 、 岩 石 层 的 成 孔 长 度 乘 以 设计 桩 
截面 积 以 m 计算 。 
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(3) 人 工 挖 桩 孔 及 安装 混凝土 护 壁 。 
D 人 工 挖 桩 孔 。 











人 工 挖 桩 孔 工程 量 按 护 壁 外 围 截面 积 乘 以 孔 深 以 mi 为 单位 计算 。 

















@ 安装 混凝土 护 壁 。 








从 知识 链接 


孔 深 按 自 然 地 坪 至 设计 桩 底 标高 的 长 度 计算 。 
挖 淤泥 、 流 砂 、 入 岩 增 加 费 工程 量 按 实际 挖 、 溺 数量 以 m 为 单位 计算 。 


工程 量 按 护 壁 混凝土 的 体积 以 m 为 单位 计算 。 


人 工 挖 孔 柱 的 底部 一 般 要 求 扩 孔 ， 底 部 一 般 为 球 冠 体 ， ,如 图 7.2 所 示 。 





Е 7: 
球 冠 体 的 体积 计算 公式 为 AN 





бала өз 


由 于 施工 图 в hii, RÈ ж. 


已 知 r? =R (қ-а у А NS 
da К? 07-3) 
Ns 15 2h 
【 例 7-6】 某 人 工控 孔 桩 剖面 图 如 图 73 所 示 ， 计 算 挖 孔 桩 土方 工程 量 ， 并 确定 
套用 的 定额 子 目 及 基价 。 
【 解 】 人 工控 孔 柏 土 方 按 护 壁 外 围 截面 积 乘 以 孔 深 以 m 为 单位 计算 
Ф 直 桩 部 分 : 
испи? xh=3.4x(28+0075x2 +0.12) 1050 
2 
= 11.32(m°) 
о MERA: 


Их +n +n) 





3.14 | (=) 0.8 12 
= х1.0х + + x 
3 2 2: 2 2 


= 1.047x(0.16+0.36+0.24) = 0.80(m°) 
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Е73 ”人 工控 和 孔 桩 剖面 示意 图 (单位 ，mm) 
© 球 冠 部 分 : 


ВЕ 


R o 
2х02 ш) 


z š 0.2 6 
у-3-4х0.2х(10--- | =0.12(m°) 
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合计 人 工 挖 孔 桩 土方 工程 量 =11.32+0.8+0.12 


=12.24(т?) 


套用 的 定额 子 目 [3-118]H 
基价 =771+14.2x(1.15-1)x43.00+0.82x(1.15-1) x45.93 


3. 


=868( 元 /10m3) 
泥浆 池 建 造 和 拆除 、 泥 浆 运输 


工程 量 按 成 孔 / 冲 孔 工 程 量 以 m 为 单位 计算 。 


4. 


混凝土 灌注 








钻 孔 灌注 柱 混凝土 工程 量 按 桩 长 乘 以 设计 桩 截面 积 计 算 。 


桩 长 = 设计 桩 长 + 设计 加 灌 长 度 。 
设计 未 规定 加 灌 长 度 时 , 加 灌 长 度 按 不 同 的 设计 桩 长 确定 : ни 0.5m 计算 , 35m 














以 内 按 0.8m 计算 35m 以 上 按 1.2m 计算 。 


<N 
¿WN 特别 提示 «у 


钻 孔 桩 灌注 混凝土 定额 均 已 о 计算 混凝土 灌注 工程 量 时 不 需要 


考虑 扩 孔 系数 。 43 
5. ATURE E SS 
钻 孔 灌注 柱 钢筋 笼 工程 量 按 设 让 图 纸 计算 质量 ， Ая 《钢筋 工程 》 有 关 项 目 。 
б. ВИЛЕН, ИЕ ХХ 
нс ар: кй 套用 第 4 章 《钢筋 工程 》 有 关 
项 目 。 ых | < SZ 
7. АИ x 
桩 孔 回 填 汪 工程 量 按 加 灌 长 度 项 面 至 自 然 地 坪 的 长 度 乘 以 桩 孔 截 面积 以 mm 为 单位 计算 ， 
8. 支架 平台 
钻 孔 灌注 柱 如 需 搭设 工作 平台 ， 按 第 9 章 《 临 时 工程 》 有 关 项 目 计算 。 
9. 玄 除 桩 项 混凝土 





钻 孔 灌注 柱 如 需 玄 除 桩 项 混凝土 ， 按 第 9 章 《 临 时 工程 》 有 关 项 目 计算 。 
定额 套用 及 换算 说 明 


(1) 本 章 定额 适用 于 桥涵 工程 钻 孔 灌注 桩 基础 工程 。 
(2) 本 章 定额 中 涉及 的 各 类 土 (岩石 ) 层 鉴别 标准 如 下 。 
O 0. WEE: 粒 径 2 一 20mm 的 颗粒 质量 不 超过 总 质量 50% 的 土 层 ， 包 括 黏 士 、 粉 



































ИЕ 


、 粉 土 、 粉 砂 、 细 砂 、 中 砂 、 粗 砂 、 砾 砂 。 
© в. М: 粒 径 在 2 一 20mm 的 颗粒 质量 超过 总 质量 50% 的 土 层 ， 包 括 角 砾 、 圆 











砾 及 粒 径 20 一 200mm 的 碎 石 、 卵 石 、 块 石 、 漂 石 ， 此 外 也 包括 软 石 及 强风 化 岩 。 
© 岩石 层 : 除 软 石 及 强风 化 岩 以 外 的 各 类 坚 石 ， 包 括 次 坚 石 、 普 坚 石 和 特 坚 石 。 


200 











第 了 章 Қ шиит 




















(3) 定额 中 未 包括 钼 机场 外 运输 、 截 除 余 桩 、 废 泥浆 处 理 及 外 运 ， 其 费用 可 套用 相应 
定额 和 说 明 另 行 计 算 。 

(4) 定额 中 不 包括 在 钻 孔 中 遇 到 障碍 必须 清除 的 工作 ， 发 生 时 另行 计算 。 

(5) 埋设 钢 护 简 定 额 中 钢 护 简 按 摊 销 量 计 算 。 若 在 深水 作业 ， 钢 护 简 无 法 拔 出 时 ， 可 
按 钢 护 简 实际 用 量 (或 参考 表 7-2 中 质量 ) 减 去 定额 数量 一 次 增 列 计算 。 


#72 钢 护 简 定 额 每 米 质量 表 


桩 径 /mm 600 800 1 000 1200 1 500 2 000 
每 米 护 简 质 量 
120.28 155.37 184.96 286.06 345.09 554.99 
(ка/т) 


(6) 回旋 钻机 成 孔 定额 按 桩 径 划分 子 目 ， 定 额 已 综合 考虑 рен 娃 和 碎 ( 卵 ) 石 
层 的 因素 。 如 设计 要 求 进入 岩石 层 时 ， ооо 费 。 

(7) 冲 孔 桩 机 带 冲 抓 ( 击 ) 锥 成 孔 冲 孔 定额 按 桩 长 КЭ (岩石 ) 层 划分 子 目 。 
(8) ао ЕҢБЕ; 桩 孔 土 方 需要 外 运 时 ， 
安土 方 工程 相应 定额 计算 ; лачы 4 Y 岩石 层 ， 可 按 实 际 挖 、 溺 的 工程 量 
套用 相应 定额 计算 挖 孔 增加 费 。 x 

(9) 套用 回旋 钻机 钻 孔 、 冲 孔 桩 相 ШЫ 成 孔 、 冲 孔 桩 机 带 冲 击 锥 成 孔 定额 时 ， 若 
工程 量 小 于 150m?， 打 桩 定额 的 人 S 肖 入 械 乘 以 系数 125. 

(10) 回旋 钻机 钻 孔 ， аА 定额 人 工 和 机 械 莱山 系 数 1.2。 

[J 7-71 7an Ci #61 Оо ЖЕНАТ. 

【 解 】 套 用 定额 [3-128JE 

基价 =1 40S1442.04x(1.2-D+81 35 1) = 1 656(7/10m°) 

an i Же ee i 如 采用 干 成 孔 工艺 施工 ， 则 扣除 定 
额 中 的 黏 士 、 水 烤 料 费 及 泥浆 泵 机 械 费 。 

(12) 桩 孔 空 钻 部 分 回填 根据 施工 组 织 设计 要 求 套用 相应 定额 。 填 土 套用 《通用 项 目 》 
土石 方 工程 的 松 填 土 定额 ， 填 碎 石 者 套用 《桥涵 工程 》 第 5 章 碎 石 垫 层 定额 乘 以 系数 0.7。 

【 例 7-8】 某 桥梁 基础 设计 采用 直径 1 000mm 钻 孔 灌注 桩 8 根 , 钻 孔 桩 剖面 示意 如 图 7.4 
所 示 : 自然 地 坪 标 高 为 -0.3m， 设 计 桩 顶 标 高 为 -2.0m， 设 计 桩 底 标 高 为 -22m， 入 岩 深 度 为 
2m。 施 工时 采用 回旋 钻机 钻 孔 ， 陆 上 作业 ， 钢 护 简 长 度 为 1.5m， 灌 注 C25 非 泵 送水 下 商 
品 混凝土 ， 桩 孔 用 土 回 填 。 计 算 埋 设 钢 护 简 、 成 孔 、 混 凝 土 灌注 、 入 岩 、 泥 浆 池 建 拆 、 泥 
浆 运输 ( 运 距 6km)、 桩 和 孔 回 填 的 工程 量 ， 并 确定 套用 的 定额 子 目 及 基价 。 
【 解 】(1) ERAP: L=1.5x8=12(m) 
套用 定额 [3-107] 基价 =1 083 元 /10m 
(2) ЖЖ: 天 1/4xr x1.02x(-0.5+22)x8 = 135.02(m°) 
套用 定额 [3-128]H 
基价 =1 405+442.04x(1.25-1)+814.84x(1.25-1) = 1 719(75/10m°) 
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(3) АЖ: 大 елы” шн кү 


套用 定额 [3- 133} ж 基价 =5 0 

(4) ЖЕНИ: :IT4xr x1.02x(-2: РАТА 141.30(m°) 
套用 定 AYA 基价 24244 元 /10m 

(5) ЖЖ: V=135.02m° 

套用 定额 [3-144] 基价 =35 元 /10m 


(6) 泥浆 外 运 : V=135.02m° 

套用 定额 [3-145]+ [3-146] 基价 =631+35=666( 元 /10m) 
(7) 桩 孔 回填 : 天 1/4xr х1.0°х(—0.5+2-0.5)х8 = 6.28(m°) 
套用 定额 [1-39] 基价 =243 元 /100m 


У 
+ 
= 
= 
H 
#0 





砌 筑 工程 定额 包括 浆 砌 块 石 、 浆 砌 料 石 、 浆 砌 混凝土 预制 块 、 砖 砌 体 、 拱 





应 子 目 。 
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工程 量 计算 规则 


(1) 砌 筑 工程 量 按 设计 砌 体 尺寸 以 m 为 单位 计算 , 嵌入 砌 体 中 的 钢管 、 沉降 缝 、 
伸缩 缝 以 及 单 孔 面积 在 0.3m? 以 内 的 预 留 孔 所 占 体积 不 予 扣除 。 
(2) 拱 圈 底 模 工 程 量 按 模板 接触 砌 体 的 面积 计算 。 


定额 套用 及 换算 说 明 


(1) 本 章 定额 适用 于 砌 筑 高 度 在 Sm 以 内 的 桥涵 砌 筑 工 程 。 本 章 定额 未 列 的 砌 筑 
项 目 ， 可 按 第 一 册 《 通 用 项 目 》 的 相应 定额 执行 。 

(2) 本 章 定额 中 未 包括 垫 层 、 拱 背 和 台 背 的 填充 项 目 ， 如 发 年 述 项 目 ， 可 套 有 
有 关 定额 。 © 
(з) ЖЕБЕ CO 84945 37 3, пижэ тїй ін» 的 相应 二 


„ху 







































































执行 。 
以 知识 链接 Sa 


sede te Киин. ËB. Ф. АЖ. ЖЖ. 


шеке 
拱 弦 木 及 模板 组 合 的 支架 。 修 拱 AN s еМ 支架 在 下 ， 拱 爱 
БЕ, 55 加 





(4) 定额 中 调制 砂浆 ， Suyana. ха” 【参考 图 文 】 
(5) 干 砌 块 石 、 匀 终 套用 第 一 册 2. 应 定额 。 

【 例 7-9】 a Зе, қалай. 

【 解 】 套 [3-162]H < 


М7. yea 168.17 Близ, M10 砂浆 单价 =174.77 元 /mm 
换算 后 基价 =3 386+(174.77-168.17)x0.92 = 3 392( 元 /10m3) 





钢筋 工程 定额 包括 桥涵 工程 钢筋 制作 安装 、 铁 件 、 拉 杆 制作 安装 、 预 应 力 钢筋 
制作 安装 、 安 装 压 浆 管道 和 压 浆 、 声 测 管 制作 安装 、 钢 梁 制作 安装 等 相应 子 目 。 


工程 量 计算 规则 


(Т) 钢筋 按 设 计数 量 以 t 为 单位 计算 (损耗 量 已 包括 在 定额 中 )。 
(2) 预 埋 铁 件 、 拉 杆 按 设计 数量 以 t 为 单位 计算 。 
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(3) 工 形 梁 连 接 钢板 项 目 按 设 计 图 纸 ， 以 t 为 单位 计算 。 

(4) 锚 具 工程 量 设计 用 量 计 算 (定额 中 未 列 锚 具 数量 )。 

(5) 管道 压 浆 按压 浆 体积 以 mm 计算 ， 不 扣除 钢筋 体积 。 

(6) 安装 压 浆 管道 按压 浆 孔 道 长 度 以 m 计算 。 

(7) 声 测 管 按 设计 图 纸 质 量 以 t 为 单位 计算 。 

(8) 钢 梁 工 程 量 按 设 计 图 纸 主 材 (钢板 、 型 钢 、 方 钢 、 圆 钢 等 ) 的 质量 以 t 为 单位 
计算 ， 不 扣除 孔 眼 、 缺 角 、 切 肢 、 切 边 的 质量 ， 但 焊条 、 锦 钉 、 螺 栓 等 的 质量 也 不 
另 增加 。 

不 规则 或 多 边 形 钢板 以 其 面积 乘 以 厚度 及 单位 理论 质量 以 t 为 单位 计算 。 


从 知识 链接 < 


1. 钢筋 质量 计算 






































钢筋 质量 =0.006 17х (7-4) 
AF: d 为 钢筋 直径 ，mm; 1 为 钢筋 长 度 ， A 质量 单位 为 kg. 


如 10m 长 G12 钢筋 质量 =0.006 17 > \ 
2. 钢板 单位 理论 质量 计算 / RY 
maeka- -7.85x 厚 度 (7-5) 
ХФ: 厚度 单位 为 mm; КЗ tr 
如 1.5mm 厚 钢板 单位 理论 质量 -7.85xl1.5=11.7 75(ке/т?) 
3， 其 他 金属 材料 单位 理论 质量 可 查 五 4 АҚ” 





【参考 图 文 】 


4. AKAH Ж 4 ъа 
e 扣除 保护 层 2 设计 图 示 尺 寸 计算 ， 设 计 图 纸 中 未 注 明 时 ， 
可 按 以 J 


(1) 直 钢 筋 、 带 弯 钩 钢筋 、 这 起 筋 计算 ， 如 图 7.5 所 示 。 
[АН 
Ы L b] 
г | 


#75 钢筋 示意 图 
Ф 直 钢 筋 长 度 = 构 件 长 度 -保护 层 厚度 + 搭 接 长 度 (7-6) 
Lo=L-2xb+tnmix35d (7-7) 
© 带 弯 钓 钢筋 长 度 = 构 件 长 度 -保护 层 厚 度 + 弯 钧 长 度 + 搭 接 长 度 (7-8) 
单个 半圆 谊 钩 长 度 =6.25d 





Lo=L-2xb+2x6.25d+n1x35d (7-9) 
флак 
Lo=L-2xb+2x3d+nix354 (7-10) 
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[单个 儿 膏 多 长 度 -4.9d 





Lo=L-2xb+2x4.9d+n1x35d (7-11) 
Ф Зем КЛ 1-10%04хпхН (7-12) 
ХФ? Lo 10—91; 
Z 一 一 构件 长 ; 


d 一 一 钢筋 直径 ; 
的 一 一 搭 接 个 数 ( 单 根 钢筋 长 度 超过 8m 时 ， 计 算 一 个 因 超出 定 尺 长 度 引 起 的 搭 接 ); 
п ВЛ; 
H——#& ЎЛА. 
(2) 分 布 筋 根 数 = 配 筋 长 度 /间距 +1 (7-13) 
配 筋 长 度 = 构 件 长 度 -保护 层 厚 度 © (1-14) 





(3) Яя 











22,5 ‚ЛХ 
„КА 图 7.6 umaman аи 
а w 
Ф CY uska Теш AB 0-15) 
® Жа- тй ЕЛ =АН+ОЛВ (7-16) 
АФ в—ЖҖӘЙЙ.; |» 
Н— RAAME. 


ФАР ЕЛДЕ тл к [aD - 2b+a)] + (1-17) 
n 


AT H— Rj) 50); 


/一 一 螺 距 ; 
р 145; 
2 一 一 保护 层 厚 度 。 
——= 
Q 


Куз 
= H 


图 7.7 тва 
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【 例 7-10】 某 钢 筋 混凝土 预制 板 长 3.85m， 宽 0.65m， 厚 0.1m， 保 护 层 厚 为 2.Scm。 
如 图 7.8 所 示 ， 计 算 钢筋 工程 量 
LARN 212 钢筋 质量 =(3.85-0.025x2+6.25x0.012x2)x (Ee) x0.006 17x122 


=3.95х4х0.888 = 14.03(kg) 


ó8 钢筋 质量 =(0.65-0.025x2)x Бағы 


+ 1) x0.006 17x82 
0.2 


= 0.6x20x0.395 = 4.74(kg) 
合计 钢筋 质量 =14.03+4.74=18.77(kg) 
Dp12@20em ” 








жидені NS 


后 张 预 应 力 构件 不 能 oa EA 设计 构件 尺寸 ， 区 别 不 同 的 
锚固 类 型 ， 按 以 下 规定 计算 } 
(1) кекен £ йк u 0.35m 计算 ， 螺 杆 另 


行 计算 。 
(2) Keeap ҮРҮҮ ТҮ Way қағида. 钢筋 长 度 按 孔 道 长 度 计 
H, RAA íT 


(3) 低 合 金 钢筋 一 端 采 用 墩 头 插 片 、 另 一 端 采 用 帮 条 锚 具 时 ， 钢 筋 长度 按 孔道 长 度 加 
0.15m 计算 ; 两 端 均 采用 帮 条 锚 具 时 ， 钢 筋 长 度 按 孔 道 长 度 加 0.3m НЯ. 

(4) 低 合金 钢筋 采用 后 张 混 凝 土 自 锚 时 ， 钢 筋 长 度 按 孔 道 长 度 加 0.35m ИЯ. 

(5) 低 合金 钢筋 ( 钢 绞 线 ) 采 用 JM. ХМ. QM 型 锚 具 ， 孔道 长 度 在 20m 以 内 时 , 钢筋 ( 钢 
绞 线 ) 长 度 按 孔道 长 度 加 lm 计算 ; 孔道 长 度 在 20m 以 上 时 ， 钢 筋 ( 钢 绞 线 ) 长 度 按 孔 道 长 度 
加 1.8m 计算 。 

(6) 碳 素 钢 丝 采 用 锥 形 锚 具 ， 孔 道 长 度 在 20m 以 内 时 ， 钢 丝 束 长 度 按 孔道 长 度 加 т 
计算 ; 孔道 长 度 在 20m 以 上 时 ， 钢 丝 束 长 度 按 孔道 长 度 加 1.8m 计算 . 


定额 套用 及 换算 说 明 


(1) 定额 中 钢筋 按 圆 钢 及 螺纹 钢 两 种 分 列 ， 圆 钢 采 用 HPB300， 螺 纹 钢 采用 HRB335， 
钢板 均 按 АЗ 钢 计 列 ， 预 应 力 筋 采用 IV 级 钢 、 钢 铵 线 和 高 强 钢丝 。 因 设计 要 求 采用 钢材 与 
定额 不 符 时 ， 可 以 调整 。 
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(2) 因 柬 道 长 度 不 等 ， 故 定额 中 未 列 锚 具 数量 ， 但 已 包括 锚 具 安装 的 人 工 费 。 

(3) 压 浆 管道 定额 中 的 钢管 、 波 纹 管 均 已 包括 套 管 及 三 通 管 安装 费用 , 但 未 包括 
三 通 管 费用 ， 可 另行 计算 。 

(4) 定额 中 钢 贸 线 按 p$ 15.24mm 考虑 。 

(5) 预 埋 钢 板 套用 预 埋 铁 件 定额 其 中 钢板 、 型 钢 、 圆 钢 综合 按 实际 材质 及 用 1 
换算 ， 其 余 不 变 。 

(6) 声 测 管 按 无 颖 钢管 编制 ， 具 体 尺寸 及 数量 应 按 设 计 图 纸 确定 。 

(7) 钢 梁 定额 中 已 包括 构件 的 场 内 外 运输 ， 钢 梁 的 钢材 及 焊条 品种 与 定额 不 同 
时 ， 可 以 调整 换算 。 

(8) 钢 梁 仅 考虑 涂 刷 防 锈 底 漆 , 面 漆 根据 图 纸 设计 要 求 套 用 相应 定额 , 定额 未 包 
括 钢 梁 焊 颖 的 无 损 探 伤 费 用 ， 发 生 时 另行 计算 。 

(9) 钻 孔 柑 钢筋 笼 的 圆 钢 综合 、 螺 纹 钢 综合 的 含 е5 按 实 
调整 。 

【 例 7-11】 茶 桥梁 钻 孔 桩 钢筋 笼 总 质量 为 9 Q 其 中 螺纹 钢 质量 为 
83 808kg、 圆 钢 质量 为 10 315.2kg， 窒 用 的 定额 子 目 及 基价 ， 

【 解 】 套 用 定额 [3-179] H 

[3-197] 子 目 中 и КУ а-ы 

螺纹 钢 占 的 比例 : 0.85/(0. Ni 83.33% 
本 例 中 国 钢 占 的 比例 ; ч уй 123.2=10.96%. 
螺纹 钢 占 的 比例 : 7820808094 123.2—89.04% + я 
本 例 圆 钢 、 螺 纹 钢 的 含量 与 定额 不 一 致 ТЕБЕН. НИНЕ. 
调整 后 то “1X10.96%x(1+2%)-0.112() 
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етер; 1x89.04%x(1+2%)=0.908(t) 
基价 =4 к + .112-0.170)x3 850+(0.908-0.850)x3 780 
~4672( 元 0) 


现 浇 混凝土 工程 定额 包括 桥涵 工程 现 浇 基 础 、 承 台 、 支 撑 梁 及 横梁 、 壤 台 
拱桥 、 箱 梁 、 板 、 板 梁 、 板 拱 、 挡 墙 、 混凝土 接头 及 灌 经 、 小 型 构件 、 桥 面 防水 层 、 
桥 面 铺 装 及 桥头 拱 板 等 相应 子 目 。 
工程 量 计算 规则 


(1) 混凝土 工程 量 按 设计 尺寸 以 实体 积 计算 , 不 包括 空心 板 、 梁 的 空心 体积 , 不 

















La 
ЕЗ 
E а 


【参考 图 文 】 
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扣除 钢筋 、 钢 丝 、 铁 件 、 预 留 压 浆 孔 道 和 螺栓 所 占 的 体积 。 
(2) 模板 工程 量 按 模板 接触 混凝土 的 面积 计算 。 


(3) 现 浇 混凝土 墙 、 板 上 单 孔 面积 在 0.3m 以 内 的 孔洞 体积 不 予以 扣除 , 洞 侧 壁 模板 面 





























积 亦 不 再 计算 ; 单 孔 面 积 在 0.3m 以 上 时 ， 应 扣除 孔洞 体积 ， 洞 侧 壁 模板 面积 并 入 墙 、 板 

















模板 工程 量 之 内 计算 。 
从 知识 链接 





桥梁 采用 U 形 桥 台 者 较 多 。 一 般 情况 是 桥 台 外 侧 都 是 垂直 面 ， 而 内 侧 侧 向 放 坡 。 台 幅 
MZ L 形 ， 如 图 7.9 所 示 。 桥 头 体积 可 按 一 个 长 方 体 体 积 减 去 中 间 空 的 一 块 接头 方 锥 体 体 


积 、 再 减 去 台 帽 处 长 方 体 的 体积 计算 。 


长 方 体 体积 : У|-АВН P K 
截 头 方 锥 体 体积 : к= [аһ +a,b, + Jab, ха ққ 
台 帽 处 长 方 体 体积 : V= Abh, ; K 





79 UU 形 桥 台 体积 计算 图 


定额 套用 及 换算 说 明 


(1) 本 章 定 额 适用 于 桥涵 工程 现 浇 各 种 混凝土 构筑 物 。 
(2) 板 与 板 梁 的 划分 以 跨 径 8m 为 界 ， 跨 径 志 8m 的 为 板 ， 跨 径 >8m 的 为 板 梁 。 

















(7-18) 
(7-19) 
(7-20) 
(7-21) 


(3) 现 浇 混凝土 工程 定额 中 均 未 包括 预 埋 铁 件 ， 如 设计 要 求 预 埋 铁 件 时 ， 可 按 设 计 用 




















量 套用 《钢筋 工程 》 的 有 关 项 目 。 
(4) 定额 中 混凝土 按 常用 强度 等 级 列 出 ， 如 设计 要 求 不 同时 可 以 换算 。 
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【 例 7-121 非 系 送 C20(20) 商 品 混凝土 现 浇 轻 型 桥 台 ， 试 确定 混凝土 套用 的 定额 子 目 
及 基价 。 
【 解 】 套 用 定额 子 目 : [3-226]H 


¿VN 特别 提示 
3-226] 定 额 取 定 为 C20 ЖЖЖ, 实际 采用 非 泵 送 商品 混凝土 ,混凝土 单价 需 
换算 ， 定 额 人 工 乘 以 1.35， 并 增加 相应 普通 混凝土 定额 子 目 中 垂直 运输 机 械 的 含量 。 
非 泵 送 商品 混凝土 C20 单价 为 285.00 元 /10m3 
泵 送 商品 混凝土 C20 单价 为 299.00 元 /10m3 
3-225] 子 目 中 垂直 运输 机 械 (5t 履带 式 电动 起 重 机 ) 的 含量 为 1.060 6 
基价 =3 235+(285-299)x10.150+181.03x(1.35-1)+1.060x144. 7A 
= 3 310( 元 /10m3) N 
(5) 定额 中 混凝土 运输 均 采用 1t 机 动 翻斗 车 ， ход | 150m 水 平 运输 距离 。 


ИЗ 特别 提示 <S 


salpina анала 150m панар Фя калян w nikina 
土 熟 料 的 每 增 子 目 。 WA W 

С 7-431 каллы создо) ЛЫЙ +. ЖАЯН 284, Ж 
ЕЯ 250m, ЖЖЖ E ЖЖ АЖИ ЕЯ ЛИСИ Н ЖЫЙ. 

【 解 】@ ЖЖ X L 

套用 定额 : [3-215]H 一 SO 

C20(40) 现 治 ЖИ Я 19294 лі” 

C25(40) ея 207.37 ут? 

基价 =2 704+(207.37-192.94)х10.150 = 2 850( 元 /10m3) 

@ 混凝土 场 内 运输 

超 运 距 : 250-150=100(т) 

套用 定额 : [1-320] 

基价 =18 元 /10nmm 

(6) 定额 中 嵌 石 混凝土 的 块 石 含量 按 15% 考 虑 ， 如 与 设计 不 同时 ， 块 石和 混凝土 消耗 
量 应 按 表 7-3 换算 ， 人 工 、 机 械 不 变 。 








表 7-3 赃 石 混凝土 块 石 、 混 凝 土 消耗 量 调整 表 


HRE% 25 
每 立方 米 块 石 摊 量 儿 0.635 
注 : Ф 块 石 挨 量 另 加 损耗 率 2%。 
© 混凝土 用 量 扣除 嵌 石 百分数 后 ， 乘 以 损耗 率 1.5%。 
[ËJ 7-14] 某 桥 梁 工 程 采用 现 浇 现 拌 C15(40) 毛 石 混凝土 基础 ， 块 石 掺 量 为 20%， 确 
定 套用 的 定额 子 目 及 基价 。 
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【 解 】 套 用 定额 子 目 : [3-210]H 
需 按 表 7-3 调整 块 石和 混凝土 的 消耗 量 ， 计 算 如 下 : 
调整 后 块 石 消耗 量 =10x0.610x(1+2%0)=6.222(D 
调整 后 混凝土 消耗 量 =10x(1-20%)x(1+1.5%)=8.120(m’) 
基价 =2 337+(6.222-3.886)x40.50+(8.120-8.630)x183.25 
= 2 338( 元 /10m) 
(7) 定额 中 防 撞 护栏 采用 定型 钢 模 ， 其 他 模板 均 按 工具 式 钢 模 、 木 模 综合 取 定 。 
(8) 承 台 模板 分 有 底 模 和 无 底 模 两 种 ， 应 视 不 同 的 施工 方法 套用 相应 定额 。 
有 底 模 承 台 指 承 台 脱 离 地 面 ， 需 铺设 底 模 施 工 的 承 台 ; 无 底 模 承 台 指 承 台 直接 依附 在 
地 面 或 基础 上 ， 不 需要 铺设 底 模 的 。 
【 例 7-15】 某 桥梁 工程 C30 现 浇 钢筋 混凝土 承 全 ， 无 底 模 .1 试 确定 承 台 混凝土 、 模 概 
套用 的 定额 子 目 及 基价 。 K 
[E] O жеж < 
套用 定额 子 目 : [3-215]H x< 
C20(40) 混 凝 土 单价 为 192.94 元 /m < 
C30(40) 混 凝 土 单价 为 216.47 元 /mm 
基价 =2 704+(216.47- ышк 14 
о 承 台 混凝土 模板 %- 
套用 定额 子 目 : [3-217] > > хв 

















基价 =245 元 /10m? зи 
(9) 现 浇 箱 梁 内 模 无 ТІ К: 旦 量 每 10m? 增加 板 方 材 0.3m°. 
5” 现 浇 梁 、 板 等 模 EE 额 中 未 包括 支架 际 发 生 时 套用 《临时 工程 》 的 有 关 


eT шу иийй “sas F xA 时 》 的 相应 定额 。 
(12) 定额 中 混凝土 及 模板 的 垂直 运输 选用 St 电动 履带 式 吊车 ， 提 升 高 度 超过 8m 时 ， 
按 册 说 明 有 关 规 定 计算 。 

















预制 混凝土 工程 定额 包括 桥涵 工程 预制 柱 、 立 柱 、 板 、 梁 、 双 曲 拱 构件 、 桩 架 拱 构件 、 
小 型 构件 、 板 拱 、 先 张 法 构件 出 槽 堆放 、 预 制 构件 场 内 运输 等 相应 子 目 。 


工程 量 计算 规则 


1. 混凝土 工程 量 计算 
(1) 预制 桩 工程 量 按 桩 长 度 (包括 桩 尖 长 度 ) 乘 以 桩 横断 面 面 积 计算 。 
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(2) 预制 空心 构件 按 设计 图 尺寸 扣除 空心 体积 ， 以 实体 积 计 算 。 

空心 板 梁 的 堵 头 板 体积 不 计 入 工程 量 内 ， 其 消耗 量 已 在 定额 中 考虑 。 

(3) 预制 空心 板 梁 ， 凡 采用 橡胶 圳 做 内 模 的 ,考虑 其 压缩 变形 因素 ， 可 增加 混 凝 芽 回电 嗓 回 
— 


















































土 数量 。 当 梁 长 在 16m 以 内 时 ， 可 按 设计 计算 体积 增加 7%; 若 梁 长 大 于 16m， 则 3 

增加 9% 计 算 。 如 设计 图 已 注 明 考 虑 橡胶 圳 变形 时 , 不 得 再 增加 计算 。 如 采用 钢 模 时 ， 

不 考虑 内 模压 缩 变形 因素 。 【参考 图 文 】 
(4) 预 应 力 混凝土 构件 的 封 锚 混 凝 土 数 量 并 入 构件 混凝土 工程 量 计算 。 
2. 模板 工程 量 计算 
(1) 预制 构件 中 预 应 力 混凝土 构件 及 T 形 梁 、I 形 梁 、 双 曲 拱 、 术 架 拱 等 构件 按 

模板 接触 混凝土 的 面积 (包括 侧 模 、 底 模 ) 计 算 。 y 

(2) 灯 柱 、 端 柱 、 栏 杆 等 小 型 构件 按 平 面 投影 面积 计算 。y - K 

(3) 预制 构件 中 非 预 应 力 构件 按 模 板 接触 混凝土 АР 不 包括 胎 模 、 地 模 。 


х мана 


胎 模 : 用 砖 或 混凝土 等 材料 筑 ' 2 хх 
地 模 : 用 砖 或 混凝土 在 表面 用 < 向 成 的 底 模 . 


(4) 空心 板 梁 中 空心 部 分 ， ses ss, 排 销量 已 包括 在 定额 中 ， 
поновити аан, А 但 量 按 其 与 混凝土 的 接 
触 面积 计算 。 | 

(5) 空心 板 中 空心 оно 算 工程 量 。 

3， 先 张 法 构件 | 

工程 量 按 构 件 混 次 土 体积 计算 。 KA 

4. 预制 构件 场 内 运输 

工程 量 按 构件 混凝土 体积 计算 。 


定额 套用 及 换算 说 明 


(1) 本 章 定 额 适用 于 桥涵 工程 现场 制作 的 预制 构件 。 

(2) 定额 不 包括 地 模 、 胎 模 费用 ， 需 要 时 可 按 《 桥 涵 工程 》“ 临 时 工程 ”有 关子 
目 计算 。 
(3) 定额 中 均 未 包括 预 埋 铁 件 ， 如 设计 要 求 预 埋 铁 件 时 ， 可 按 设计 用 量 套用 《 桥 
涵 工 程 》“ 钢 筋 工程 ”的 有 关子 目 。 

(4) 预制 构件 场 内 的 运输 定额 适用 于 陆 上 运输 , 构件 场 外 运输 则 参照 浙江 省 建筑 
工程 预算 定额 执行 。 
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拆除 





立交 箱 涵 工程 定额 包括 透水 管 铺设 、 箱 涵 制 作 、 箱 涵 外 壁 及 滑板 面 处 理 、 气 垫 安装 、 
及 使 用 、 箱 涵 项 进 、 箱 涵 内 挖 土 、 箱 涵 接 颖 处理 、 金 属 项 柱 、 护 套 及 支架 制作 等 相应 














子 目 。 


箱 涵 


不 得 


а) 透水 管 铺设 工程 量 按 透水 管 长 度 计算 。 
(2) 箱 涵 制 作 。 

O 混凝土 工程 量 按 混 凝 土 体积 计算 , ЖЧП 
滑板 下 的 肋 楞 ， 1. 
@ 模板 工程 量 按 模板 接触 混 凝 ШИ. 
(з) 箱 涵 外 壁 及 滑板 面 处 理 按 处 ШЕЕ. 7 
(4) 气 执 安装、 拆除 及 使 用 , ЖЬ 

© s Шы se 工程 量 按 箱 涵 底面 积 计算 。 
@ 气垫 的 使 用 工程 最 按 其 曾 积 乘 以 使 用 

气垫 的 使 用 天 数 直 施 ; а 52% 气垫 后 再 套用 项 进 定额 时 应 乘 以 系数 0.7。 
(5) 箱 涵 顶 进 .~ 

ИН-Т ны ае. 

@ 空 顶 工程 量 按 空 顶 的 单 节 箱 涵 质 量 乘 以 箱 涵 位 移 距离 计算 。 

@ 实 十 项 工 程 量 按 被 顶 箱 涵 的 质量 乘 以 箱 涵 位 移 距离 分 段 累计 计算 。 









40.3m 以 下 的 预 留 孔洞 所 占 体积 。 


























(6) НИ. 
TEED kil РА РВВ TR MERR НЕ m 为 单位 计算 。 
(7) 箱 涵 接 颖 处 理 。 


O НАЖАВ, АРКЕ ВЕНЕ, 

© WEE ЛЫП, НУЖЕН. 

(8) 金属 顶 柱 、 护 套 及 支架 制作 。 

O 金属 项 柱 、 护 套 及 支架 制作 工程 量 按 金 属 构件 质量 计算 。 

© 项 柱 、 中 继 间 护 套 及 挖 土 支架 均 属 专用 周转 性 金属 构件 ， 定 额 中 已 按 摊 销 量 计算 ， 
重复 计算 。 


БІ SERRER —- í í í í í í í í í í í í 
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(1) 本 章 定额 适用 于 穿越 城市 道路 及 铁路 的 立交 箱 涵 顶 进 工 程 及 现 浇 箱 涵 工 程 。 





х 7 = Шова ам 








(2) 项 进 土质 按 I 、 开 类 士 考虑 ， 若 实际 土质 与 定额 不 同时 ， 可 进行 调整 。 

(3) 定额 中 未 包括 箱 涵 顶 进 的 后 靠背 设施 等 ， 其 发 生 费 用 可 另行 计算 。 
ei 支撑 及 排水 的 工作 内 容 ， 如 发 生 可 套用 有 关 的 定额 计算 。 
(5) 立交 桥 引 道 的 结构 及 路 面 铺 筑 工 程 ， 根 据 施工 方法 套用 有 关 的 定额 计算 。 


















































79 安装 工程 ; 
安装 工程 定额 包括 安装 排 架 立柱 ， 安 装 柱 式 墩 台 管 节 ， өзек. 2. 微 弯 板 ， 
安装 粱 ， 安 装 双 曲 拱 构件 ， 安 装 术 架 拱 构件 ， 安 装 拱 板 ， 构件， 钢管 栏杆 及 扶手 
安装 ， 安 装 支 座 ， 安 装 泄 水 孔 ， 安 装 伸缩 颖 ， СЫ í. 
工程 量 计算 规则 


(1) 安装 立柱 、 板 、 梁 、 拱 构件 、 ртт зел 
包括 空心 部 分 ) 计 算 。 I 

O 安装 柱 式 壤 、 наряды samin. ы. 

(з) ЗРЕНИЕ "y АА 

(4) 安装 不 锈 钢 栏杆 < 安装 防 挤 栏 杆 钢管 扶 Sh nit 

(5) 安装 钢 支 座 人 程 量 按 其 质量 计算 ;安装 析 胶 支 座 工程 量 按 其 体积 计算 ， 安装 油 毛 
息 支 座 工程 量 按 其 面 各 计算， 安装 倪 式 1 工程 量 按 其 数量 计算 。 

(6) 安装 ; 工程 量 按 孔 道 长 度 计算 

(Т) 安装 储 缩 颖 工程 量 按 链 长 计算 。 伸 缩 颖 预 留 档 混 凝 土 工程 量 按 其 体积 计算 。 

(В) 安装 沉降 缝 工程 量 按 嵌 颖 断面 面积 计算 。 

(9) 驭 船 未 包括 进出 场 费 ， 发 生 时 应 另行 计算 。 


定额 套用 及 换算 说 明 


(1) 本 章 定额 适用 于 桥涵 工程 混凝土 构件 的 安装 等 项 目 。 

(2) 小 型 构件 安装 已 包括 150m 场 内 运输 ， 其 他 构件 均 未 包括 场 内 运输 。 

(3) 安装 预制 构件 定额 中 ， 均 未 包括 脚手架 。 如 需要 用 脚手架 时 ， 可 套用 《通用 项 目 》 
相应 的 定额 项 目 。 

(4) 安装 预制 构件 ， 应 根据 施工 现场 具体 情况 ， 采 用 合理 的 施工 方法 ， 套 用 相应 定额 。 

(5) 除 安装 梁 分 陆 上 、 水 上 安装 外 ， 其 他 构件 安装 均 未 考虑 船上 吊装 ， 发 生 时 可 增加 
船只 费用 。 
(6) 构件 导 梁 安装 定额 中 不 包括 导 梁 的 安 拆 和 使 用 ， 发 生 时 可 套用 装配 式 钢 支 架 定额 ， 
工程 量 按 实 际 计算 。 
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(7) 预 留 槽 混凝土 采用 钢 纤维 混凝土 ， 定 额 中 钢 纤维 用 量 按 水 泥 用 量 的 1% 考 虑 ， 如 设 
计 用 量 与 定额 用 量 不 同时 ， 应 按 设 计 用 量 调整 。 

(8) 安装 伸缩 缝 定额 中 梳 型 钢板 伸缩 缝 、 钢 板 伸缩 颖 、 橡 胶 板 伸缩 缝 、 毛 勤 仲 缩 缝 均 
按 成 品 安装 考虑 ， 成 品 费用 另 计 。 

[417-161 起 重 机 安装 T 形 梁 ( 梁 长 20m， 陆 上 安装 ， 提 升 高 度 7m)， 确 定 套用 定额 子 
目 及 基价 。 

【 解 】 套 用 定额 子 目 : [3-447] 

基价 =463 т/10т? 

【 例 7-17】 陆 上 扒 杆 安装 СЗО 预制 混凝土 T 形 梁 ， 梁 长 20m， 提 升 高 度 10m, 确定 大 , 
用 定额 子 目 及 基价 。 

【 解 】 套 用 定额 子 目 : [3-445]H 

根据 册 说 明 ， 查 《桥涵 工程 》 册 中 表 4-13 可 知 : кдй 不 超过 15m 时 ， 
人 工 乘 以 系数 1.10， 起 重 机 械 乘 以 系数 1.10. 






































基价 =1 657+435.16x(1.1-1)+936.56x(1.1-1) = 1; 7 m” 2) 
хў? 
710 вит те | 
ON ! "< 
= селе A 
Ë g ~ 


II TAE RAEE G, 7 拱 、 板 涵 拱 番 支架 ， 桥 梁 支架 ， 
组 装 、 拆 印 船 排 HR 人 雅 移 ， 筑 ， 拆 胎 模 和 地 模 ， 雍 除 柱 项 浊 


凝 土 等 相应 М 





























工程 量 计算 规则 
(1) 搭 、 拆 桩 基层 工作 平台 面积 计算 ， 如 图 7.10 所 示 。 
© 桥梁 打桩 : Е=М, Е +М,Е, (7-22) 
每 座 桥 台 (桥墩 ); Е = (5.5+4+2.5)х(6.5+ D) (7-23) 
每 条 通道 : Е, =6.5х[1-(6.5+)] (7-24) 
@ 钻 孔 灌注 桩 : F=N,F,+N,F, (7-25) 
每 座 桥 台 ( 桥 墩 ): F =(A+6.5)x(6.5+ D) (7-26) 
每 条 通道 : 5, =6.5x[L—(6.5+D)] (7-27) 
式 中 五 一 一 工作 平台 总 面积 ，m 














ОЕ 面积 ，m? 
Fi E EAER HEN 作 平台 面积 ，m?; 
一 一 桥 台 和 桥墩 总 数量 ; 
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第 了 章 Kmak r 





刀 一 一 两 排 柏 之 间距 离 ，m; 
工 一 一 桥梁 跨 径 或 护岸 的 第 一 根 桩 中 心 至 最 后 一 根 桩 中 心 之 间 的 距离 ，mi 
4 台 ( 桥 壤 ) 每 排 桩 的 第 一 根 桩 中 心 至 最 后 一 根 桩 中 心 之 间 的 距离 ，m。 


И И 

















: 图 中 尺寸 以 m Ар 心 距 为 D， 通 道 宽 6.5m) 


(2) 人 台 与 墩 或 墩 与 墩 之 间 不 角 кеі 工 (如 不 能 断 航 、: СИНИЕ. 工作 不 能 配合 ) 时 ， 
每 个 壤 、 台 可 计 一 次 组 装 、 拆 加 柴油 打桩 架 及 设备 运 办 с АН 
(3) 桥涵 拱 盔 、 支 架空 间 体 积 的 计算 。 X<. 


wç 


@ 桥涵 拱 盔 体 积 按 ВЕ ЗЕЕ (ино. 


@ 桥涵 支架 на 构 底 至 原 amok: 上 
向 距离 ДЫ гие я. fà 
【 例 7-18】 个 某 桥涵 如 图 7.11 所 示 ， 计 算 桥涵 拱 盔 和 支架 工程 量 


іш 架 为 水 上 支架 平台 顶 面 ) 平 均 标高 乘 以 纵 





图 7.11 Екен 
【 解 】 拱 套 :zx1.5_x(6+2)=28.27(m) 
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+ 
_— 0 
ПП rerea 


支架 : (3+2)x4x6=120(m3) 

© 现 浇 盖 梁 支 架 体积 按 从 盖 梁 底 至 承 台 顶 面 高 度 乘 以 长 度 ( 盖 梁 长 +1m) 再 乘 以 宽度 
( 盖 梁 宽 +lm) 计 算 ， 并 扣除 立柱 所 占 体 积 。 

@ 支架 堆 载 预 压 工程 量 按 施工 组 织 设计 要 求 计 算 ， 设 计 无 要 求 时 ， 按 支架 承载 的 梁 体 
设计 质量 乘 以 系数 1.1 计算 。 

(4) 挂 篮 及 扇形 支架 的 计算 。 

O 定额 中 的 挂 篮 为 自 锚 式 无 压 重 轻型 钢 挂 篮 ， 其 质量 按 设计 要 求 确定 。 推 移 工程 量 按 
挂 篮 质 量 x 推 移 距离 以 “t. m” 为 单位 计算 。 

0) 0# 抉 扇形 支架 安 拆 工程 量 按 顶 面 梁 宽 计 算 ， 边 跨 采 用 挂 篮 施工 时 ， 其 合龙 段 鹿 形 支 
架 的 安 拆 工 程 量 按 梁 宽 的 50% 计 算 。 

© ER BEEE TEEI и 

(5) ИЖ, HEERA ЗЕ ІЗ. ТЕН КИ 

(6) 38. Ж ЖЕТЕ ЖА ИІ r. 

(7) 筑 、 拆 胎 模 和 地 模 。 Қ 

@ 砖 地 模 工程 量 按 地 模 与 混凝土 接触 面积 让 

© 混凝土 地 模 按 混凝土 体积 计算 ; К қ син 工程 量 按 其 与 混凝土 接触 面 
积 计算 。 
(8) RIETER TFE aa А 土 体积 计算 。 


定额 套用 及 换 


(1) 支架 平台 аяйт. иет. н 支架 采用 方 木 上 铺 大 板 ; 
水上 六条 下村 ТЕТІГІ ж 
与 盖 梁 连接 3 Efi. 
(2) 3 et ТЕ s Sasan, 
© 凡 河 道 原 有 河岸 线 、 向 陆地 延伸 2.5m 范围 ， 均 可 套用 水 上 支架 平台 。 
@ 除 水 上 支架 平台 范围 以 外 的 陆地 部 分 ， 均 属 陆 上 支架 平台 ， 但 不 包括 坑 洼地 段 。 
© 如 坑 洼 地 段 平均 水 深 超过 2m 的 部 分 ， 可 套用 水 上 支架 平台 ; 平均 水 深 在 1 一 2m ІМ, 
按 水 上 支架 平台 和 陆 上 支架 平台 各 取 50% 计 算 ; 平均 水 深 在 1m 以 内 时 , 按 陆 上 支架 平台 计算 。 
(3) 桥涵 拱 盔 、 支 架 均 不 包括 底 模 及 地 基 加 固 在 内 。 
(4) 组 装 、 拆 邱 船 排 定额 中 未 包括 压 舱 费 用 。 压 舱 材料 取 定 为 大 石 块 ， 并 按 船 排 总 吨 
位 的 30% 计 取 ( 包 括 装 、 邱 在 内 150m 的 二 次 运输 费 )。 
(5) 打桩 机 械 锤 重 的 选择 见 表 7-4. 














































































































#74 打桩 机 械 锤 重 确定 表 











桩 截面 积 Sim? 或 管 径 $ /mm 
S<0.05 
0.05<<8<<0.105 1200 
0.105<,5<0.125 


ж 类 型 桩 长 度 /m 
1<8 
1<8 


8<1<16 


柴油 桩 机 锤 重 /kg 














钢筋 混凝土 方 桩 及 板 桩 
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#7= Юрка 






































续 表 
桩 类 型 桩 长 度 /m 桩 截面 积 Sim? 或 管 径 $ /mm 柴油 桩 机 锤 重 /kg 
16<L<24 0.125<5<0.160 2500 
24<L<28 0.160<5<0.225 4000 
钢筋 混凝土 方 柱 及 板 桩 
28<L<32 0.225<5<0.250 5 000 
32<1:<40 0.250<5<0.300 7000 
1525 4100 2500 
1525 4550 4000 
1525 4600 5000 
ҮТ р 200 7000 
1525 800 5000 
1550 {800 << 7000 
1525 4000 7000 
1550 ғ 000” 8 000 
JE: 钻 孔 灌注 桩 工作 平台 按 孔径 p < 1 000mm, рете 工作 平台 ; ф>1 000mm， 套 用 
PEH 2 500kg 打桩 工作 平台 。 МУ 
(6) 搭 、 拆 水 上 工作 平台 定额 中 心 NS АТ ГА. PEERAA, HEETE 
架 工 作 内 容 ， 不 得 重复 计算 





(7) 满堂 式 钢管 支架 、 ез ҮГІТ” 单价 (t。d) 按 当地 实际 价格 
确定 ， 工 程 量 按 施工 组 织 设计 访 算 ， же 立方 米 空间 体积 50kg 和 40kg 
计算 (包括 扣 件 等 )。r ”人 一 

(8) 装 ЕН жї. ЖШН 。 四 按 当地 实际 价格 确定 ， 工 程 量 按 
施 - "НИЕ НЫ ШУ Же гін) ЖЖ 125kg 计算 (包括 扣 件 等 )。 

(9) 水 上 篮 需 浮 吊 配合 时 应 另行 计算 。 

(10) 地 模 定额 中 ， 砖 地 模 厚 度 为 7.5cm， 混 凝 土地 模 定 额 中 未 包括 毛 砂 热 层 ， 发 生 时 
按 “ 排 水 工程 ”相应 定额 执行 。 

[#1 7-19] 某 二 跨 简 支 粱 桥 ， 桥 跨 结 构 为 13m+16m， 均 采用 40cmx40cm 钢筋 混凝土 方 
桩 打 入 桩 基础 ， 桩 长 22m。 其 中 1 号 、3 号 桥 台 采用 单 排 桩 11 根 ， 桩 距 为 1.2m，2 号 桥墩 采 
用 双 排 平行 柱 ， 每 排 9 根 ， 桩 距 为 1.5m， 排 距 为 1.5m， 如 图 7.12 所 示 。 施 工时 搭设 水 上 支 
架 平台 ， 试 计算 该 工程 搭 拆 桩 基础 工作 平台 的 工程 量 ， 并 确定 套用 的 定额 子 目 及 基价 。 

【 解 】(1) 1 号 、3 号 桥 台 工作 平台 面积 

Еке =[55+12x(1-D+2.5]x(6.5+0)x2=260(m2) 

(2) 2 号 桥墩 工作 平台 面积 

Fa =[5.5+(9-1)x1.5+2.5]x(6.5+1.5) =160(m°) 

(3) 通道 工作 平台 面积 


Е 65-50 65215), 5.166520 65415) 

















=94.25(т?) 
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A 
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ПП гчтвивзинкя-ю) 


13.0 


16.0 





р A Е 





опоо ú dm gu g gu 
D D D D D G D D ü 


T 





(5) # ELEY 994-16 可 知 : 打桩 


图 7. 12 „Ж Т. ей 
қа 


(4) НЕ LEP pA 260+160+94. ЖЖК 
1 


套用 定额 子 目 人 


Ж, 
基价 =19396 7100m XA 


Që 2 500kg 


D aAa D g D 各 ú D s 0 











[Я 7-20]/ 某 桥梁 工程 采用 p1 000 эк 注 桩 基础 ， 施 工时 搭 拆 水 上 支架 平台 ， 


确定 桩 基础 支架 平台 大 ,用 的 定额 子 目 及 基价 。 


CRRI $1 200 钻 孔 灌注 桩 基础 支架 平台 套用 锤 重 1 800kg 打桩 工作 平台 


套用 定额 子 目 : [3-521] 
基价 =14 820 元 /100m2 


装饰 工程 定额 包括 水 泥 砂浆 抹 面 、 水 刷 石 、 





涂料 、 油 漆 等 相应 子 目 。 
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BEA RH 
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工程 量 计算 规则 


(1) 除 金属 面 油漆 以 t 为 单位 计算 外 ， 其 余 项 目 均 按 装饰 面积 以 m 为 单位 计算 。 

(2) 栏 板 的 抹 灰 不 扣除 0.3m° 以 内 孔洞 所 占 面积 ， 按 立 面 投影 面积 乘 以 1.1 的 系数 。 

(3) 桥梁 栏杆 柱 水 泥 砂 浆 抹 面 按 设 计 图 示 尺 寸 以 柱 段 周 长 乘 以 高 度 计算 ， 套 用 栏杆 
子 目 。 

(4) 花岗岩 (大 理 石 ) 镶 贴 面 层面 积 按 外 围 饰 面 面 积 计算 。 


定额 套用 及 换算 说 明 


(1) 本 章 定额 适用 于 桥 、 涵 构筑 物 的 装饰 项 目 。 ‚© 

(2) 锐 贴 面 层 定额 中 ， 贴 面 材料 与 定额 不 同时 ， ө 算 。 但 人 工 与 机 械 台 班 消 
耗 量 不 变 。 

(3) 水 质 涂料 不 分 面 层 类 别 ， экеи} ananas, 如 采用 其 他 涂料 
时 ， 可 以 调整 换算 。 

(4) 水 泥 白石 子 浆 抹 灰 定 额 ， КШТ 如 设计 需要 颜料 调制 时 ， 应 增加 颜 
料 费用 。 
(5) ЙІН 


















































了 计算 。 定 额 中 的 油漆 种 类 





22 785 12708 іхнай 





实际 不 同时 ， 可 以 调整 换算 < ху 
(6) ЖО 发 生 时 可 接 第 全 册 《通用 项 目 》 的 相应 定额 执行 。 
[017211 MAREA, RA х 白石 子 桨 ， 墙 高 3.8m， 确 定 套用 定额 子 
目 及 基价 。 SN 
【 解 】 和 套用 定额 子 目 : [3-554]H 
定额 采用 1 : 2 水 泥 白 石子 桨 ， 需 进行 材料 换算 。 
1 : 2 水 泥 白石 子 桨 的 单价 为 258.23 元 /mm 
1: 1 水 泥 白 石子 桨 的 单价 为 311.42 元 /ms 
基价 =1 749+(311.42-258.23)x1.025 = 1 804( 元 /100m2) 
[J 7-22] 桥梁 镶 贴 瓷砖 (108mmx108mmx5mm、0.32 元 / 块 ) 面 层 ， 确 定 套用 定额 子 目 
及 基价 。 
【 解 】 套 用 定额 子 目 : [3-576]H 


基价 = азд» (122492, 
108х108 


[417-231] 桥梁 栏杆 采用 白水 泥 砂 浆 抹 面 ， 即 1 : 2 水 泥 砂浆 中 的 普通 水 泥 42.5 改 为 
白水 泥 ， 确 定 套用 定额 子 目 及 基价 。 
【 解 】 套 用 定额 子 目 : [3-553]H 
普通 水 泥 42.5 的 单价 : 0.33 元 /kg 





320-418]<456< 5505 (25/100?) 
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A 


A 
ШІ овтвнвьнияЕм) 


白水 泥 的 单价 : 0.60 元 /kg 
基价 =1 439+[462.000x(0.60-0.33)]x1.025 = 1 567( 元 /100m) 


【 例 7-24】 某 工程 在 K8+260 处 跨越 现状 月 牙 河 时 建设 桥 5. Ф 2016 +3 H1 
日 一 3 月 7 日 进行 .. 月 牙 河 桥 与 道路 中 线 < 上 部 结构 采用 20m 跨 
径 的 预 应 力 空心 板 简 支 粱 ， 下 部 结构 采用 重力 式 桥 台 , ， ее 桥 面 铺 装 采 
Е 采用 GJZ 式 橡胶 支 座 ， 支 座 总 厚度 为 
21mm。 桥 梁 工程 施工 图 如 图 713- 图 7.34 月 ре 桥梁 栏杆 不 在 
本 次 计价 范围 ， ) 为 2579.90m*， 其 中 人 工 辅助 清 底 为 


рр Я 544.90m°, @ EDA 1 387.03 т. 
已 知 原 地 面 平均 标高 为 3.69m。 хх 


БНН А TEER IRIE РРР 
жтт юё#. Ж ЧТ үа 不 得 
分 包 ， 无 暂 列 金额 、 = YV 

З IPR rawar, REN 

а) айай. 采用 回族 转机 成 孔 、 简 品 水 下 混 北 上。 

о) жи: Зи. 

O 施工 机 械 中 的 履带 式 挖 所 机 、 履 带 式 推土机、 压路机 的 进出 场 费 在 道路 工程 预算 
中 考虑 ， 本 桥梁 工程 不 计 。 

(4) 桥 台 施工 过 程 中 采用 轻型 井上 降水 ， 共 计 安装 井 点 管 250 根 ， 使 用 8 天 . 

(5) 桥梁 施工 时 设置 编织 袋 围 卉 ， 措 项 高 于 设计 水 位 0.5m， 围 措 体 积 为 550.80m， 

(6) 多 余 土方 用 自 印 车 外 运 ， 运 距 8km; 泥浆 外 运 运 距 10km. 
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| живой g 


= 


6100 





: Я 
中 性 号 、 坐 标 均 以 m 为 单位 . 
зыш 以 m 为 单位 








We x Ө @ 
532.088 9_ 1 478.552 9 4532.088 94 









Е 
713 ”桥梁 总 体 布置 平面 图 
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图 7.23 20m 空心 板 中 板 普通 钢筋 配 筋 图 
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АЕ СОВА Я ИНН 








LZ 020° 8 25ст ЕШШ 














类 直径 | 长 度 [ 根 数 | ЖКТЕ | , il 
I| тт | ¿m |# | т Кр ы 
|98 [20020 | 22 |24044 | 1740122 0 
Гов 17600174 |7040 | 27.8 | №: (68) 
[és [ies | 2 330113195 49), 
Гов [1727 | 2 | 345 | 14 й: 








Ж 
5 
1 
2 
3 
3 
4 | 98 | 252.0 | 95 |23940] 94.6 |... 9% 
中 4 |012! 361.2 | 8 | 28.90 | 25.7 
5 
5 
6 
6 
7 
8 
9 
9 
10 








д12 [359.2 | 14 | 50.29 | 447 кей 
[12 [376.0 | 6 | 22.56 | 20 |99 | 


$8 | 121.0 | 95 | 114.95 

























































钢筋 : (kg) 
98: 4617 
2А $12: 2089 
r Ч 
NY RREH: (m) 
1 6 250: 10.60 
7 20: 0.24 
8 
к 9 












































注 : C20 混 凝 十 为 空心 板 封 端 混 凝 十 
图 7.25 20m 空心 板 普 通 钢筋 材料 表 
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2. 根据 图 纸 , 结合 施工 方案 , 确定 并 计算 分 部 分 项 及 技术 措施 项 目的 工程 量 , 见 表 7-5. 
表 7-5 分 部 分 项 及 技术 措施 项 目 工程 量 计算 表 
序号 工程 项 目 名 称 单位 工程 量 计算 数量 定额 子 目 
i 人 工控 基 坑 土方 (一 、 二 类 Те 5899 1-5 
s йш) 257. 257. н 
挖掘 机 挖 土 并 装 车 (一 
2 2 579.9-544.9x 1.15 1 953.27 1-59 
X+) 
挖掘 机 挖 土 不 装 车 (一 、 
3 5 544.9х1.15-257.9 368.73 1-56 
4 | 自 卸 车 运 士 方 (8km) m? |2 579.9-544.9х1.15 1-68+1-69x4 
Ripuni +. m? |544.90 1-87 
台 背 回填 砂砾 石 | m [1387.3 s9 1 387.03 2-25 
7 | 搭 拆 桩 基础 支架 平台 1 383.89 3-156 
埋设 钢 护 简 96.00 3-107 
> 1990.14 3-128 
1990.14 1990.14 3-144 
泥浆 外 运 (10km) 9 1 990.14 1 990.14 |3-145+3-146х5 









C25 混 凝 二 
ЕК 


% 
‚ МУ` 


铺设 片 石 垫 















т х0,52х(50%1:2)<48 


л х0$?%12х48 


C25 ЖЕЙ | m ИГ 716 


查 《 桥 涵 工程 》 中 图 7.16 


1 929.22 3-150 
3-548 
3-215н 


3-207 


45.22 
1035.0 
220.1 
























































C10 混凝土 垫 层 64.915x(5+0.3x2)x0.1x2 72.70 3-2084 
17 |C30 混凝土 台 帽 查 《 桥 涵 工 程 》 中 图 7.16 140.20 3-243H 
18 |C25 混凝土 台 身 查 《 桥 涵 工 程 》 中 图 7.16 835.70 3-225H 
19 |C25 混凝土 侧 墙 查 《桥涵 工程 》 中 图 7.16 36.00 3-285н 
20 |С50 预 应 力 板 梁 预制 10.6x4+9.47x53 544.31 3-343H 
21 | 梁 板 运输 100m 544.31 544.31 3-371 
22 | 梁 板 安装 544.31 544.31 3-438 
桥 面 铺 装 C30 混凝土 ， 厚 
23 20x60.5x0.08 96.8 3-314ң 
8cm 
24 | 混凝土 路 面 养生 20х60.5 1 210.00 2-207 
细 粒 式 沥青 混凝土 桥 面 铺 2-191+ 
25 l. 8х20х2+12.5х20х2 820.00 
35, 4cm 2-192х2 
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序号 工程 项 目 名 称 单位 工程 量 计算 数量 定额 子 目 
26 шашы m |2.33х20х2х0.03 2.80 3-316н 
装 ， 厚 3cm 

27 |С40 小 石子 混凝土 铵 颖 m? |0431x(11+14+29) 23.27 3-2884 

28 |С30 现 浇 混凝土 搭 板 m? |11.97х8+15.32х4 157.04 3-318н 

29 |C30 混凝土 枕 梁 m? [0.8х8+1.02х4 4.72 3-224 

РА C25 эй 混凝土 人 行道 梁 、 | Май БЕП 

侧 石 

31 | 预制 C30 人 行道 板 т. |746 ғ 746 3-3584 

32 | 人 行道 板 7.46 1-304 

33 | 人 行道 板 安装 7.46 3-479 

за | 板式 橡胶 支 座 \ 3-491 

35 |SFP 伸缩 峰 | m | 64.195x2 \ 3-503 

36 |АНИМЕ | la 712.1+214.9%33.9)х48/1 000 3-179н 

37 | 现 涪 构件 钢筋， 圆 钢 m Е 14.844 3-177 

4+ 

8 347.6+667.743 ей 66564 В 
242.9х AR 000 

55 «эше ын 022.8+ 25 3375 
277.8f146.5)/1 000 

7 

до ИАА, WOR (193.5x53+208.9x4+112.14x57+ | доз 5-1 
52.85х4+41.73х53)/1 000 

41 ЖЕН 223% 370.49х57/1 000 21.118 3-1934 

42 压 浆 管 道 波纹 管 78.84x57 4 493.88 3-202 

43 ЕЖ т х(0.056/2)2х4 493.88 11.06 3-203 

44 [А ҮМІ5-4 & |8х57 456.00 

45 |РУС 泄 水 孔 20x1.45x2 58 3-502 

46 | 沉降 颖 安装 0954195 (7736-2.4)x2 15.48 3-513 

47 | 轻型 井 点 安装 250 1-323 

48 250 1-324 

49 40 1-325 

50 | 编织 袋 围 卉 550.80 550.80 1-182 
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з. 确定 组 织 措施 项 目 。 

根据 本 工程 的 实际 情况 ， 考 虑 计 取 以 下 施工 组 织 措施 项 目 : 安全 文明 施工 费 、 工 程 定 
位 复 测 费 、 夜 间 施 工 增加 费 、 行 车 行人 干扰 增加 费 、 已 完工 程 及 设备 保护 费 。 

4. 确定 人 、 材 、 机 单价 ， 判 定 工程 类 别 、 确 定 各 项 费 率 。 

(1) 围 堰 所 需 黏土 外 购 单 价 为 25 лиф, ҮМІ5-4 Я 15 元 / 套 ， 一 类 人 工 工 日 单价 为 65 
元 ， 二 类 人 工 工 日 单价 为 70 元 ， 其 他 人 、 材 、 机 单价 按 《 浙 江 省 市 政工 程 预算 定额 》(2010 
版 ) 计 取 。 

(2) 根据 工程 类 别 划分 ， 本 工程 为 三 类 桥梁 工程 。 

(3) 企业 管理 费 、 利 润 .各 项 组 织 措施 费 的 费 率 按 《浙江 省 建设 工程 施工 费用 定额 2010 
版 ) 及 浙江 省 有 关 规 定 的 费 率 范围 的 低 值 计 取 ; АЯ. Жей 《浙江 省 建设 工程 施工 费用 定 
额 》(2010 版 ) 的 规定 计 取 。 Ж, 

5. 计算 定额 计价 模式 下 ， 本 桥梁 工程 的 工程 造价 ， Re 


表 7-6 smpi 
РА 
жәйттің 


ЗН 23 
























预算 价 (小 写 ): 


(大 写 ): ИЧЕ 
“ЛУ 
УА 28 
і x хх T 程 造价 
жал, А) жам х\ вил, 

ТІЛІ? ТҮПТІ (单位 资质 专用 前) 
法 定 代表 人 Хх 


法 定 代表 人 

或 其 授权 人 : 或 其 授权 人 : 
(造价 人 员 签 字 盖 专 用 章 ) (造价 人 员 签字 盖 专 用 章 ) 

编 制 A: 复 É Л: 
(造价 人 员 签字 盖 专 用 章 ) (造价 工程 师 签字 盖 专 用 章 ) 

编制 时 间 : 复核 时 间 : 


表 7-7 总 说 明 

工程 名 称 ， 某 道路 月 牙 河 桥 工程 第 1 页 共 1 页 
一 、 工 程 概况 

月 牙 河 桥 与 道路 中 线 斜 交 70° ， 上 部 结构 采用 20m 跨 径 的 预 应 力 空心 板 简 支 梁 ， 下 部 结构 采用 重力 
式 桥 台 ，D100cm 钻 孔 灌注 桩 基础 。 桥 面 铺 装 采用 3cm 细 粒 式 沥青 混凝土 和 水 泥 混凝土 。 桥 梁 工 程 施工 
图 如 图 7.13 一 图 7.34 所 示 。 本 桥梁 工程 混凝土 模板 、 桥 梁 栏 杆 不 在 本 次 计价 范围 ， 已 知 桥 台 基 坑 开 挖 方 
量 (一 、 二 类 土 )2 579.90m*， 其 中 人 工 辅助 清 底 为 257.90m*， 其 余 用 挖掘 机 挖 土 ， 基 坑 回填 土方 量 为 
544.90m*， 台 背 回填 砂砾 石 1 387.03m*。 已 知 原 地 面 平均 标高 为 3.69m。 
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二 、 施 工 方案 
(1) 钻 孔 灌注 桩 ， 采 用 回旋 转机 成 孔 、 商 品 水 下 混凝土 。 
(2) 梁 板 : 现场 预制 。 
(3) 施工 机 械 中 的 履带 式 挖掘 机 、 履 带 式 推 士 机 、 压 路 机 的 进 
梁 工程 不 计 。 
(4) 桥 台 施工 过 程 中 采用 轻型 井 点 降水 ， 共 计 安 装 井 点 管 


(6) 多 余 土方 用 自 印 车 外 运 ， 运 距 8km; 
、 人 、 材 、 机 价格 确定 
一 类 人 工 工 日 单价 为 65 元 ,二 类 


泥浆 外 运 运 距 10km。 


四 、 工 程 类 别 及 费 率 取 定 


本 工程 为 三 类 桥梁 工程 。 








企业 管理 费 、 利 润 、 
的 费 率 范围 的 低 值 计 取 


к, 


定额 》(2010 版 ) 及 浙江 省 有 关 规 

额 》(2010 版 ) 的 规定 计 取 。 

五 、 编 制 依据 
(1) 月 牙 河 桥 工程 招标 图 纸 。 
(2)《 浙 江 省 市 政工 程 预算 定额 》(2010 ga S 
(3)《 浙 江 省 建设 工程 施工 = 


(4) 浙 建 站 计 [2013]64 号 





一 +ç 





















单位 工程 名 称 


i 梁 







管 250 根 ， 
(5) 桥梁 施工 时 设置 编织 袋 围 堰 ， 堰 顶 高 于 设计 水 位 0.5m， 围 堰 体 积 为 550.80m 。 


为 15 元 / 套 ， 其 他 人 、 材 、 机 单价 按 《 浙 江 省 市 政工 程 预算 定额 》(2010 


r Y (її 


出 场 费 在 道路 工程 预算 中 考虑 ， 本 桥 


使 用 8 天 。 


人 工 工 日 单价 为 70 元 , 围 堰 所 需 黏 士 外 购 单 价 为 25 元 /m3, YM15-4 


ХЕ 





-省 建设 工程 施工 费用 
安 《 浙 江 省 建设 工程 施工 费用 定 


шан отл 目 及 费 率 调整 的 通知 。 
ATERRO НЕШЕ. 
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4 862 627.03 
4 862 627.03 








4 862 627 





表 7-9 单位 (专业 ) 工 程 预算 费用 计算 表 
单位 (专业 ) 工 程 名 称 : 


市 政 -桥梁 
费用 名 称 









第 1 页 共 1 页 
金额 /元 







































按 计 价 规则 规定 计算 4 177 088.59 
其 中 1， 人 工 费 + 机 械 费 工 (定额 人 工 费 + 定额 机 械 费 ) | 1 041 46700 
二 | 施工 组 织 措施 费 | 14163951 
。 安全 文明 施工 费 1х11.54% | 120 185.29 
。 工程 定位 复 测 费 1x0.03% | 312.44 
. 冬 雨 季 施 工 增加 费 1x0% 0.00 
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续 表 

序号 费用 名 称 计算 公式 金额 /元 

5. 夜间 施工 增加 费 1x0.01% 104.15 

н [© 已 完工 程 及 设备 保护 费 |1x0.02% 208.29 

， 二 次 搬运 费 1x0% 0.00 

， 行 人 、 行 车 干扰 增加 费 |1x2% 20 829.34 
三 1x20.8% 216 625.14 
四 | 利润 1x8% 83 317.36 
五 | 规 费 12+13 76 027.09 
9. 排污 费 、 社 保费 、 公 积 金 1х7.3% 76 027.09 

10. 农民 工 工 伤 保险 费 关 规 定 计算 0.00 

外 伤害 保险 费 妆 相 关 规 定 计算 0.00 

и д 0.00 

0.00 

承包 管理 、 协 调和 服务 费 [Ы 1 0.00 

。 甲 供 材料 设备 管理 服务 费 里 供 材料 设备 费 0.00 

(RH+ 三 + 四 + 五 + 六 + 七 )x0% 0.00 

”| 计 税 不 计 费 ,”А ИЯЛИ X 0.00 

|жж S (киял 0.00 
-二 | 税金 ~ (2 四 和 五 + 六 + 七 + 八 + 九 + 十 )x3.577% 167 929.34 
H= | 建设 ra, | -十 一空 + 四 + 五 + 和 + 七 + 八 + 九 + 十 + 十 一 + 十 二 | 4 862 627.03 
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表 7-11 工程 预算 书 (技术 措施 ) 
单位 (专业 ) 工 程 名 称 : 市政 -桥梁 第 1 页 共 1 页 


单价 组 成 /元 


合 价 /元 
AIR HHR D 






机 械 费 
294.74 












降水 安装 25. 1 320.17 33 004.25 



























2 | 1-324 | 轻型 井 点 降水 拆除 410.67 | 18030 | 10266.75 
3 (1-325 | 使 用 轻型 井 点 降水 335.57 29.41 | 166.16 | 13422.80 
4 | 1-182 ЕЗІП! 7 945.32 | 2573.55 | 5 107.66 | 264.11 | 43 762.82 
本 页 小 计 | 100 456.62 
® 计 y 100 456.62 





/ 









(专业 ) 工 程 名 称 ， 市 政 -桥梁 第 1 页 共 1 页 


材料 编码 ” 材料 (设备 ) 名 称 规格 、 型 号 等 单位 数 单价 /元 


YM15-4 锚 具 456.001 15 i 
0101001 | 螺纹 钢 Шы | 173.679 | 3780 | 65650815 
0107001 | 钢 绞 线 + L 221.963 5640 | 123 869.74 
0109001 | 圆 钢 aw [+ 54.763 3850 | 210 837.38 


0401031 | 水 泥 as Мый 765 182.262 3 252 510.15 


0403043 |) — 一 一 一 -一 | 2 173.459 К 135 841.21 


0405001 | RRS = 4 124.327 202 092.01 


| 送水 下 商品 J 
8 0433062 С25 2 315.064 329 761 656.06 
4 混凝土 


9 | 13115031 | 电 (机 械 ) kW : h |215 290.115 | 0.854 183 857.76 




















































10 | 0409481 | Е m° 512.244 25 12 806.10 
11 | 8021221 | 现 浇 现 拌 混凝土 |С25(40) 1 949.917 | 207.370 5| 404 355.16 
12 | 8021271 | 现 浇 现 拌 混凝土 “|C50(40)- 水 泥 52.5 552475 | 266.104 | 147015.71 
&€ H 3 098 189.44 
表 7-13 ”主要 工 日 价格 表 
单位 (专业 ) 工 程 名 称 : 









市 政 -桥梁 第 1 页 共 1 页 
a 单价 /元 








1 一 类 人 工 65 
2 -类 人 工 70 
人 工 (机 械 ) 
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表 7-14 主要 机 械 台 班 价 格 表 


单位 (专业 ) 工 程 名 称 : 市 政 -桥梁 第 1 页 共 1 页 
序号 机 械 设备 名 称 * g м = 单价 /元 







































1 履带 式 推土机 90kW 2.719 732.633 5 
2 履带 式 单 斗 挖掘 机 (液压 )ln 4.409 1 105.38 
3 内 燃 光 轮 压路机 8t 295.336 5 
4 内 燃 光 轮 压路机 15t 505.822 5 
5 电动 夯实 机 20 一 62kg . т 21.796 4 
6 沥青 混凝土 推 铺 机 8t 843.950 5 
7 转盘 钻 孔 机 #1 500 477.594 9 
8 履带 式 电 动 起 重 机 St 171.71 

9 Н 12t 698.776 5 





驳船 50t 
预 应 力 拉 伸 机 YCW 一 150 
电动 卷扬机 单 简 惕 速 SOkN 


5 





131.4 






80.4 
120.744 4 
182.522 


123.726 1 


灰 浆 搅拌 机 2001. 
钢筋 切断 机 yp 40 
钢筋 弯曲 可 Ya0 
电动 多 级 离心 清水 泵 H<180m 


85.5729 
арр 38.8234 


20.9512 





400.579 5 







116.51 


331.358 210.528 4 






































16.472 194.543 3 
120.000 55.3879 
350.821 90.3566 
24 “| 对 香 机 容量 7SkV - A 8.649 123.0566 
25 | 电动 空气 压缩 机 Im min 10.446 49.9962 
26 | ЙЭ НҮВѕ0/50-1 型 7.454 80.928 
27 “| 汽车 式 起 重 机 754 5.661 2 666.051 5 
28 “| 混凝土 振 的 器 平板 式 BLL 118.497 17.556 
29 “| 混凝土 振 的 器 插入 式 386.399 4.826 
30 “| 泥浆 运输 车 St 332.353 347.984 
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G 思考 题 与 习题 D 


一 、 简 答题 

.桥梁 打桩 工程 ， 送 桩 高 度 超过 4m， 套 用 定额 时 如 何 调整 ? 

.桥梁 打桩 工程 ， 送 桩 工程 量 计算 时 ， 如 何 确 定 “ 界 限 ”? 

， 钻 孔 灌注 桩 成 孔 工程 量 计算 时 ， 如 何 确定 成 孔 长 度 ? 

。 钻 孔 灌注 桩 混凝土 灌注 工程 量 计算 时 ， 如 何 确定 加 灌 长 度 ? 

。 钻 孔 灌注 柱 钢 护 简 无 法 拔 出 时 ， 如 何 进行 定额 换算 套用 ? 

‚ 钻 孔 灌注 柱 钢筋 笼 钢 筋 的 圆 钢 、 СУМИ 


с ол Ь шо ыо 一 


7， 板 与 板 梁 如 何 界定 ? қы 
8 现 浇 混凝土 墙 、 板 上 有 预 留 孔 洞 ， эни 墙 、 板 的 混凝土 工程 量 及 模 
板 工程 量 ? 

9. i Кар 

10. а ах 如 何 换算 套用 定额 ? 

ренин Ee 

12. 计算 预制 空 ea N ， 是 否 要 计 入 增 к.) Жл? 

13， 箱 涵 顶 进 空 顶 工程 量 好 何 计 А 

14， 箱 涵 顶 进 土方 «РАНЫ xL 

15. ате л 8, АО, 场 内 运输 ? 

16. 如 何 界定 划 а 6? 

17. ҚЫША R б] Н ФЛ SN. etis qat? 

= 计算 

1. ЖАНАЗА Ж, ЖЕ АА ӘЖ 22 12m, KARALI C30(40) 混 

土 ， 确 定 板 梁 混凝土 及 模板 套用 的 定额 子 目 与 基价 。 

2. 某 桥梁 陆 上 起 重 机 安装 板 梁 ， 提 升 高 度 为 12m， 梁 长 18m， 确 定 套用 的 定额 子 目 与 
基价 。 

3. 某 桥 在 支架 上 打 钢 筋 混凝土 方 柱 共 36 根 ， 桩 截面 积 为 0.4mx0.4m， 设 计 桩 顶 标高 
为 0.000m， 施 工期 间 最 高 潮水 位 标高 为 5.500m。 计算 该 工程 送 桩 的 工程 量 ， 确 定 套 用 的 定 
额 子 目 及 基价 ， 并 计算 该 工程 送 桩 所 消耗 的 人 工 用 量 。 

4. 某 桥梁 采用 钻 孔 灌 桩 基础 ， 柱 径 为 Im， 采 用 回旋 转机 陆 上 成 孔 ， 已 知 南 侧 桥 台 下 
共有 10 根 柱 、 设 计 桩 顶 标高 为 0.000m， 桩 底 标 高 为 -25.000m， 南 侧 原 地 面 平均 标高 为 
3.500m; 北 便桥 台 下 共有 10 根 桩 ， 设 计 桩 顶 标高 为 0.000m， 桩 底 标 高 为 -25.500m， 北 侧 
原 地 面 平均 标高 为 3.800m， 要 求 钻 孔 灌注 柱 入 岩 80cm， 桩 径 为 Im。 试 计算 该 桩 基础 工程 
的 成 孔 工程 量 、 灌 注 混凝土 工程 量 、 入 岩 工 程 量 

5. 某 桥 梁 采 用 钻 孔 灌 桩 基础 ， 桩 径 1.2m， 水 上 施工 时 ， 钢 护 简 无 法 拔 出 ， 确 定 钢 护 
简 套 用 的 定额 子 目 及 基价 
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6. 某 桥梁 钻 孔 灌 桩 工程 ， 钢 筋 笼 总 重 为 900kg， 其 中 圆 钢 重 126kg， 螺 纹 钢 重 774kg, 
确定 钢筋 笼 套 用 的 定额 子 目 及 基价 。 

7. 某 桥梁 现 浇 毛 五 混凝土 基础 ， 采 用 现 浇 现 拌 C15(40) 混 凝 土 ， 块 石 含量 为 25%， 确 
定 套 用 的 定额 子 目 及 基价 。 

8.， 某 工程 采用 钢筋 混凝土 方术 20 根 ， 桩 截面 为 0.4mx0.4m， 桩 长 为 28m， 分 两 段 巴 
制 。 试 计算 钢筋 混凝土 方 桩 预制 时 模板 的 工程 量 。 

9. 某 两 跨 桥 梁 ， 跨 径 为 10m+12m， 两 侧 桥 台 均 采 用 双 排 图 800 钻 孔 灌注 柱 12 Ж, А 
距 为 1.Sm， 排 距 为 1.2m; 中 间 桥 台 采 用 单 排 作 1 000 钻 孔 灌注 柱 6 根 ， 桩 距 为 1.5m。 试 计 
算 钻 孔 灌注 桩 施工 时 搭 拆 陆 上 工作 平台 的 工程 量 ， 并 确定 套用 的 定额 子 目 及 基价 。 

10. 某 桥梁 工程 水 上 打桩 ， 采 用 柱 长 12m 的 钢筋 混凝土 方 柱 ， 截 面 面 积 为 0.122 5m, 
确定 搭 拆 柱 基 础 支架 平台 套用 的 定额 子 目 及 基价 。 | © 


7, ‚7% 
2% Ç SA ж 
Ж. % ма 
у М X< 
入 ， | 
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#8= 工程 量 清单 与 清音 
— 






本 之 学习 要 点 
\и 
1， 工 程 量 清单 的 概念 -人 
2. 招标 工程 量 清音 编制 依据 、 И ы. 编制 步骤 。 
3. 工程 量 清 介 的 概念 。 
4 ERN a 未 报 价 的 编制 依据 а а 编制 要 求 。 


A 
A 
国政 工程 计量 与 计价 (第 = 版 ) 


AN 
чи 
ші 


某 公 司 参 加 一 个 工程 的 招 投标 活动 ， 该 工程 采用 清单 计价 模式 。 招 标 单位 向 其 发 放 了 
工程 施工 图 样 、 招 标 文件 以 及 招标 工程 量 清单 。 该 公司 按照 招标 文件 的 要 求 进行 了 工程 量 
清单 计价 ， 编 制 了 商务 标 ， 并 编制 了 技术 标 、 资 信 标 。 什 么 是 工程 量 清单 ?什么 是 工程 量 
清单 计价 ”它们 的 格式 是 怎样 的 ? 有 什么 不 同 ? 编制 工程 量 清单 、 编 制 工程 量 清单 计价 文 
件 有 什么 要 求 ? 


со 
> 
Е 
Бі 





从 2003 年 开始 ， ws. ， 我 国 工程 造价 的 计价 模式 由 传统 
的 预算 定额 计价 模式 向 国际 上 通行 的 工程 量 ; 模式 转变 , 于 2003 年 7 月 1 日 起 实施 
《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 003)， 于 2008 年 12 月 1 日 起 实施 《建设 工 
程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB в 

£ 面 推行 工程 量 清单 计价 模式 。 善 工程 量 清 
转变 、 充分 发 挥 市 场 在 工程 建 复 资 源 配 置 中 的 作 设 市 场 公开 、 公 正 、 公 平 秩序 
的 建立 ， 提 高 投资 效益 < 进一步 从 宏观 上 规范 政府 工程 造价 管理 行为 ， 从 微观 上 规范 
承 发 包 双 方 的 工程 造 答 计价 行为 ， 为 工程 i a 精细 化 管理 提供 标准 和 依据 ， 
中 华人 民 共和 城乡 建设 部 、 中 : 从 民 共 和 国 质量 监督 检验 检疫 总 局 联合 颁布 第 
1567 号 公告 ,于 2013 年 7 月 1 日 起 实施 《建设 工程 工程 量 清 单 计价 规范 》GB 50500 一 2013)、 
《市 政工 程 工程 量 计 算 规 范 》(GB 50857 一 2013)。 


Ф 知识 链接 


根据 浙江 省 住房 和 城乡 建设 厅 于 2013 年 10 月 21 日 发 布 的 建 建 发 [2013]273 号 文 一 一 
关于 贯彻 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2013) 等 国家 标准 的 通知 ， 规 定 浙 
江 省 自 2014 年 1 月 1 日 起 实施 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500—2013). 同时 ， 
通知 做 出 了 以 下 调整 : 

(1) 措施 项 目 清单 按 浙 江 省 计价 规则 分 为 施工 技术 措施 项 目 清单 、 施 工 组 织 措施 项 目 
清单 。 

(2) 施工 技术 措施 项 目 清 单 按 《 市 政工 程 工程 量 计算 规范 》(GB 50857 一 2013) 进 行 编制 。 

(3) 施工 组 织 措施 项 目 清单 按 浙 江 省 计价 依据 编制 , 并 按 建 标 [2013]44 号 文 要 求 取消 检 
验 试验 费 项 目 ( 检 验 试验 费 并 入 企业 管理 费 )， 增 加 工程 定位 复 测 费 、 特 殊 地 区 施工 增加 费 
两 个 措施 清单 项 目 。 






制度 ， 有 利于 促进 政府 职能 
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(4) 按 建 标 [2013]44 号 文 要 求 ， 浙 江 省 现行 规 费 中 取消 “意外 伤害 保险 费 ” 项 目 ，“ 意 
外 伤害 保险 费 ” 作 为 企业 管理 费 的 内 容 单独 列 项 计算 。 


使 用 国有 资金 投资 的 建设 工程 发 承包 ， 必 须 采 用 工程 量 清单 计价 。 国 有 资金 是 指 国家 
财政 性 预算 内 或 预算 外 资金 ， 国 家 机 关 、 国 有 企 事业 单位 或 社会 团体 的 自 有 资金 及 借贷 资 
金 , 国家 通过 对 内 发 行政 府 债券 或 向 外 国政 府 及 国际 金融 机 构 举 借 主 权 外 债 所 筹集 的 资金 。 
工程 量 清单 应 采用 桩 单价 计价 。 国 有 资金 投资 的 建设 工程 招标 ， 招 标 人 必须 编制 招标 
控制 价 。 招 标 控制 价 是 指 招标 人 根据 国家 或 省 级 、 行 业 建 设 主 管 部 门 颁发 的 有 关 计 价 依据 
和 办 法 ， 以 及 拟定 的 招标 文件 和 招标 工程 量 清单 ， 结 合 工程 具体 情况 编制 的 招标 工程 的 最 
高 投标 限 价 。 
非 国 有 资金 投资 的 建设 工程 发 承包 ， 宜 采用 工程 量 清单 计价 。 














































































































/ K ë 
工程 量 清单 的 概念 SS 
Хх У x 

Иа AT n gan 、 其 他 项 目 名 称 和 相应 数 
量 ， 以 及 规 费 、 We Жа. 
б 知识 链接 Q; > 

, A 

ін о тн. CAMERE. 

招标 工程 量 清单 是 招标 人 依据 国家 标准 、 招 标 文件 、 设 计 文 件 以 及 施工 现场 实际 情况 
编制 的 ， 随 招标 文件 发 布 供 投标 报价 的 工程 量 清单 ， 包 括 其 说 明和 表格 。 

已 标价 工程 量 清单 是 构成 合同 文件 组 成 部 分 的 投标 文件 中 已 标明 价格 ， 经 算术 性 错误 
修正 (如 有 ) 且 承包 人 已 确认 的 工程 量 清单 ， 包 括 其 说 明和 表格 。 


招标 工程 量 清单 的 编制 依据 


а) 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2013)、《 市 政工 程 工程 量 计 算 规范 》 
(GB 50857—2013)- 

(2) 国家 或 省 级 、 行 业 建 设 主管 部 门 颁发 的 计价 定额 和 办 法 。 

(3) 建设 工程 设计 文件 及 相关 资料 。 

(4) 与 建设 工程 有 关 的 标准 、 规 范 、 技 术 资 料 。 

(5) 拟定 的 招标 文件 。 

(6) 施工 现场 情况 、 地 其 水文 资料 、 工 程 特点 及 常规 施工 方案 。 
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招标 工程 量 清单 的 组 成 及 格式 


程 量 清单 由 以 下 内 容 组 成 : 封面 ， 雇 页 、 总 说 明 ， 分 部 分 项 工程 项 目 清单 ， 
措施 项 目 清单 ， 其 他 项 目 清单 及 相关 明细 表 ， 规 费 和 税金 项 目 清单 。 


sas 工程 量 清单 采用 统一 格式 。 
ТІНІН OD 知识 链接 


【参考 图 文 】 。 暂 列 金额 是 指 招标 人 在 工程 量 清单 中 暂 定 并 包括 在 合同 价款 中 的 一 笔 款项 用 
于 工程 合同 签订 时 尚未 确定 或 者 不 可 预见 的 所 需 材料 、 工 程 设备 、 服 务 的 采购 ， 施 
工 中 可 能 发 生 的 工程 变更 、 отха брили, 以 及 发 生 的 
索赔 、 现 场 签证 确认 等 的 费用 。 AN 
暂 估价 是 指 招标 人 在 工程 量 清单 中 提供 的 y 发 生 但 暂时 不 能 确定 价格 的 


材料 、 工 程 设 备 的 单价 以 及 专业 工程 的 金 
计 日 工 是 指 在 施工 过 程 中 ， 承 包 人 完 人 提出 的 工程 合同 范围 外 的 零星 项 


旧式 工作 ， 按 合同 约定 的 单价 计价 的 下 x. 
总 承包 服务 费 是 指 为 配合 包 兴 进行 的 专业 工程 分 包 ， 对 发 包 人 自行 采购 
к жаныны М 工 现场 管理 、 ,竣工 资料 汇总 整理 等 服务 所 需 的 
x x 
费用 。 IN z: < 


Ж 


Ж ха. 
招标 工程 量 清单 的 编制 要 求 
АЕ. 


1: 7 

AN 款 工程 量 清单 应 由 具有 编制 能 力 的 招标 人 或 受 其 委托 、 具 有 相应 资质 的 工 
程 造价 咨询 人 编制 。 

具有 编制 能 力 的 招标 人 是 指 招标 人 应 具有 与 招标 项 目 规模 和 复杂 程度 相 适应 的 
工程 技术 、 管 理 、 造 价 方面 的 专业 技术 人 员 ， 且 必须 是 招标 人 的 专职 人 员 ， 造 价 工 
程 师 的 注册 单位 应 与 招标 人 一 致 。 
(2) 招标 工程 量 清单 必须 作为 招标 文件 的 组 成 部 分 , 其 准确 性 和 完整 性 由 招标 人 





































































负责 





(3) 若 拟 建 工程 无 须发 生 其 他 项 目 时 , 其 他 项 目 清单 与 计价 汇总 表 及 相关 明细 表 
仍 由 招标 人 以 空白 表格 形式 放 入 招标 工程 量 清单 。 

(4) 编制 工程 量 清单 出 现 《 市 政工 程 工程 量 计算 规范 》(GB 50857 一 2013) 附 录 中 
未 包括 的 项 目 ， 编 制 人 应 做 补充 ， 并 报 省 级 或 行业 工程 造价 管理 机 构 备案 ， 省 级 或 
行业 工程 造价 管理 机 构 应 汇总 报 住房 和 城乡 建设 部 标准 定额 研究 所 。 
补充 项 目的 编码 由 代码 04 与 B 和 三 位 阿拉 伯 数 字 组 成 ， 并 应 从 04B001 起 顺序 
所 。 工 程 量 清单 需 附 有 补充 项 目的 名 称 、 项 目 特征 、 计 量 单位 、 工 程 量 计算 规则 、 
工作 内 容 ; 不 能 计量 的 措施 项 目 ， 需 附 有 补充 项 目的 的 名 称 、 工 作 内 容 及 包含 范围 。 
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(5) 同一 招标 工程 的 项 目 不 得 重 

2. 工程 量 清单 的 编制 要 求 

1) 封面 、 雇 页 

应 按 统一 格式 规定 的 内 容 填 写 、 签 字 、 盖 章 。 由 造价 员 编 制 的 工程 量 清单 应 有 负责 
核 的 造价 工程 师 签 字 、 盖 章 。 委 托 编制 的 工程 量 清单 ， 应 有 造价 工程 师 签字 、 盖 章 以 及 ] 
程 造价 咨询 人 盖 章 

2) 清单 编制 说 明 

清单 编制 说 明 应 包括 以 下 内 容 。 

(1) 工程 概况 : 包括 建设 规模 、 工 程 特征 (结构 形式 、 基 础 类 型 等 )、 计 划 工 期 、 施 工 现 
场 情况 、 交 通 运输 情况 、 自 然 地 理 条 件 、 环 境 保护 要 求 等 。 

(2) 工程 招标 和 专业 工程 分 包 范 围 。 K 

(3) 工程 量 清 单 编制 依据 。 

(4) 工程 质量 、 材 料 、 施 工 等 的 特殊 要 求 。 < 
(5) 招标 人 自行 采购 材料 (工程 设备 ) 的 名 称 、 规 

(6) 其 他 项 目 清单 中 暂 列 金额 、 材 料 或 专业 浇 

(7) 其 他 需要 说 明 的 问题 。 

3) 分 部 分 项 工程 量 清单 

分 部 分 项 工程 量 清单 应 根据 《市 星 量 计 算 规 范 》(GB 50857 一 2013) 附 录 规 定 
的 项 目 编码 、 项 目 名 称 、 项 目 特 和 让 ти 纲 则 进行 编制 。 

分 部 分 项 工 程 清单 编制 漆 ed 的 3 码 、 项 目 名 称 、 计 量 单位 和 
工程 量 计算 规则 ， 这 是 ть sayu ° 原则 。 


¿Va sapa. x 


м 投标 人 对 招标 文件 中 所 提供 的 分 部 分 项 
工程 量 清单 逐一 计价 ， 对 清单 所 列 内容 不 允许 做 任何 更 改变 动 。 投 标 人 如 认为 清单 内 Ж 
不 妥 或 遗漏 ， 只 能 通过 质疑 的 方式 由 招标 人 做 统一 的 修改 更 正 ， 并 将 修正 后 的 工程 量 清单 
发 给 所 有 投标 人 。 


分 部 分 项 工程 量 清单 编制 程序 如 图 8.1 所 示 。 
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图 8.1 分 部 分 项 工程 量 清单 编制 程序 
(1) 项 目 名 称 。 
项 目 名 称 应 按 《 市 政工 程 工程 量 计算 规范 》(GB 50857 一 2013) 附 录 中 的 项 目 名 称 结合 
拟 建 工程 的 实际 确定 。 
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(2) 项 目 特征 。 

在 编制 工程 量 清单 时 ， 必 须 对 项 目 特征 进行 准确 和 全 面 的 描述 。 项 目 特征 应 按 《 市 政 
程 工程 量 计 算 规范 》(GB 50857 一 2013) 附 录 中 规定 的 项 目 特征 ， 结 合 拟 建 工 程 项 目的 实 
际 予以 描述 ， 应 能 满足 确定 综合 单价 的 需要 。 
工程 量 清单 项 目 特征 描述 时 应 注意 : 

O 涉及 正确 计量 的 内 容 必 须 描述 ， 如 道路 塘 渣 放 坡 铺设 还 是 垂直 铺设 , 放 坡 的 话 坡度 
是 多 少 等 ， 直 接 关 系 到 工程 量 的 计算 。 

@ 涉及 正确 计价 的 内 容 必须 描述 ， 如 混凝土 的 强度 等 级 、 砂 桨 的 强度 等 级 及 种 类 、 管 
道 的 管材 及 直径 、 管 道 接口 的 连接 方式 等 ， 均 与 工程 量 清单 计价 有 着 直接 关系 。C20、C30 
混凝土 的 强度 等 级 不 同 、 单 价 也 不 同 ，M10、M7.5 砂浆 的 强度 等 级 不 同 ， 水 泥 砂浆 与 干 混 
砂浆 种 类 不 同 ， 单 价 不 同 ，D400 混凝土 管 与 DN400 HDPE К Fl; D800 混凝土 管 采 


橡 胺 固 接 口 与 采用 水 泥 砂浆 接口 ， 单 价 不 同 。 | SN 
O ЯНИЕ, ТАГА О ТОД НАВ, WERAK Ж. TARNE, 


因为 桥梁 承 台 混凝土 是 按 ma? 计 算 的 。 К 
@ 应 由 投标 人 根据 施工 方案 确定 的 可 以 
[由 投标 人 在 施工 方案 中 确定 ， 自 主 报 
© вн 清单 编制 人 无 法 准确 
描述 土壤 类 别 的 话 ， 可 注 明 上 地 质 勘 探 资料 自 儿 确 定 土壤 类 别 ， 自 主 报价 。 
@ Брно NË. 弃 土 运 距 等 ， ма" 描述 , 但 在 项 目 特征 中 应 注 明 
投标 人 自行 确定 。 
@ MT RARR? ане нь 可 直接 描述 为 详 见 X x 图 号 
хх Ж хә ж 
@ 《市政 水 程 工程 量 计算 规范 》(GB 50857— йун AE ri 清单 编制 人 
[以 根据 具体 情况 选择 。 如 “泥浆 护 壁 成 孔 灌注 柱 ” 计 量 单位 有 m、m*、 根 ， 清 单 编制 人 
[以 选择 其 中 之 一 作为 计量 单位 。 附 录 中 “泥浆 护 壁 成 孔 灌注 柱 ” 有 5 个 项 目 特征 : 地层 
情况 、 空 柱 长 度 及 桩 长 、 桩 径 、 成 孔 方 法 、 混 凝 土 种 类 及 强度 等 级 ， 若 以 m 为 计量 单位 ， 
项 目 特征 描述 时 可 以 不 描述 桩 长 ， 但 必须 描述 桩 径 ; 若 以 mi 为 计量 单位 , 项目 特 征 描述 时 
可 以 不 描述 桩 长 、 桩 径 ， 若 以 根 为 计量 单位 ， 项 目 特征 描述 时 ， 桩 长 、 桩 径 都 必须 描述 。 
(3) 项 目 编码 。 
分 部 分 项 工程 量 清单 的 项 目 编码 应 采用 十 二 位 阿拉 伯 数 字 ， 一 至 九 位 应 按 《 市 政工 程 
工程 量 计 算 规 范 》(GB 50857 一 2013) 附 录 的 规定 设置 ， 十 至 十 二 位 应 根据 拟 建 工程 的 工程 
量 清单 项 目 名 称 和 项 目 特征 设置 ， 同 一 招标 工程 的 项 目 编码 不 得 有 重 码 。 
十 二 位 项 目 编码 按 5 级 编码 设置 : 
Ф 第 一 级 编码 : 一 至 二 位 ， 为 专业 工程 编码 。 建 筑 工程 为 01， 装 饰 装修 工程 为 02， 
安装 工程 为 03 ， 市 政工 程 为 04， 园 林 绿 化 工程 为 05。 
© 第 二 级 编码 : 三 至 四 位 ， 为 《市 政工 程 工程 量 计算 规范 》(GB 50857 一 2013) 附 录 的 
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如 泥浆 护 壁 成 孔 灌注 桩 的 成 孔 方法 ， 
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编排 顺序 编码 ， 附 录 A 为 01， 附 录 В 为 02， 附 录 C 为 03， 依 次 类 推 。 
© 第 三 级 编码 : 五 至 六 位 ， 为 《市 政工 程 工程 量 计算 规范 》(GB 50857 一 2013) 附 录 中 
的 分 部 工程 顺序 码 。 
а) 第 四 级 编码 : 七 至 九 位 ， 为 《市 政 
部 工程 中 各 分 项 工程 顺序 码 。 

© 第 五 级 编码 : 十 至 十 二 位 ， 为 具体 清单 项 目 码 ， 由 001 开始 由 清单 编制 人 按 顺序 
编制 。 

其 中 ， 一 、 二 、 三 、 四 级 编码 须 按 《市 政工 程 工程 量 计算 规范 》(GB 50857—2013) 
录 统 一 编制 ， 第 五 级 编码 需 根据 附录 中 的 项 目 名 称 和 项 目 特征 设置 ， 结 合 拟 建 工程 的 实际 
情况 进行 编制 ， 由 工程 量 清单 编制 人 自行 编制 ， 由 001 开始 顺序 编制 。 

以 040203007001 为 例 ， 各 级 项 目 编码 划分 、 к 5; 

04 02 03 007 001 
一 第 五 级 为 具体 清单 项 З аы 001 开始 编制 

第 四 级 为 分 项 工程 заб 007 表示 B.3 道路 面 层 的 第 7 


Е 
第 三 级 为 分 部 工程 顺序 编码 ，03 表示 “B.3 道路 面 层 ” 


为 也 бар 02 表示 “附录 B 道路 工程 ” 
为 专业 工程 编码 ，04 表示 “市 政工 程 ” 
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程 量 计算 规范 》(GB 50857 一 2013) 附 录 分 






























































x 
¿WA 特别 提示 S Х > 
同一 招标 项 目的 项 不 得 有 重 码 。 称 相 同 ， 则 一 、 二 、 三 、 四 级 项 目 
编码 是 相同 的 ; k Ња 征 有 一 Яды А 则 第 五 级 项 目 编码 不 同 ， 由 001 开始 顺 


дәй, P] < 


【 例 8-1】/ 某 市 政道 路 工程 ， 道 路 面 层 自 上 而 下 采用 3cm 厚 细 粒 式 沥青 混凝土 、5cm 
厚 中 粒 式 沥青 混凝土 、7cm 厚 粗 粒 式 沥青 混凝土 ， 确 定 该 道路 面 层 清单 项 目 名 称 及 项 目 
编码 。 

【 解 〗 该 工程 道路 面 层 分 为 3 层 ， 均 采用 沥青 混凝土 ,《 市 政工 程 工程 量 计算 规范 》(GB 
50857 一 2013) 中 的 项 目 名 称 均 为 “沥青 混凝土 ”, 但 3 层 的 2 个 项 目 特征 “厚度 、 石 料 粒 径 ” 
不 同 ， 所 以 3 层 路 面 的 具体 的 清单 项 目 码 不 同 ， 应 该 有 3 个 具体 的 清音 项目。 清单 项 目 名 
称 分 别 为 “3cm 细 粒 式 沥 青 混凝土 “5cm 中 粒 式 沥青 混凝土 ”“7cm 粗 粒 式 沥青 混凝土 ”。 
这 3 个 清单 项 目的 前 4 级 编码 相同 。 但 3 个 清单 项 目的 项 目 特征 不 同 ， 所 以 这 3 个 清单 项 
目的 第 五 级 编码 不 同 ， 从 001 开始 按 上 顺序 编制 。 

该 道路 面 层 清单 项 目 名 称 及 项 目 编码 如 下 : 








项 目 名 称 项 目 特征 项 目 编码 
沥青 混凝土 道路 面 层 3cm， 细 粒 式 040203006001 
沥青 混凝土 道路 面 层 5cm， 中 粒 式 040203006002 
沥青 混凝土 道路 面 层 7cm， 粗 粒 式 040203006003 
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(4) 计量 单位 。 
应 按 《 市 政工 程 工程 量 计算 规范 》(GB 50857 一 2013) 中 规定 的 计量 单 


回 
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©. 
шіре; 
【参考 图 文 】 


计量 单位 
位 确定 。 


除 专业 有 特殊 规定 以 
O 以 质量 计算 的 项 目 : 














@ 以 体积 计算 的 项 目 : SHKM). 
@ 以 面积 计算 的 项 目 : Жан). 
© 以 长 度 计算 的 项 目 : Km). 

@ 以 自然 计量 单位 计算 的 项 目 : 个 、 块 、 套 、 台 等 。 
(5) 工程 数量 。 








工程 数量 
算 规 则 计算 。 











应 按 《 市 政工 程 工程 量 计算 规范 》(GB 508 
> 


从 知识 链接 


ў 
根据 浙 建 站 计 [2013] 63 AN 
Блины, жарқ Hear, atna 


(1) HARAR. Ж. 一 


方 工程 量 中 计 


О) 对 于 技术 措施 项 中 清单 ,工程 数量 二 
ЗЕ; 否则 ， 对 БЕ 


关内 容 计算 并 提供 
хе 5, боталар 


且 无 须 组 织 专 


22 


4Т. 


， 按 以 下 单位 计量 : 
吨 (0 或 千克 (kg)。 


к 








акал 


《建设 工程 工程 量 计算 规范 》(2013) 


意 : 


因 工 作 面 和 放 坡 所 增加 的 工程 量 并 入 各 土石 


Я. 5+1 提供 的 工作 面 宽度 和 放 坡 系数 与 我 省 现行 预算 
定额 不 一 致 ， 按 定额 有 关 规定 执行 . < 


‚ Nh ” 
YARAN ENRI, 必须 按 设计 有 
单位 自行 编制 施工 组 织 设计 方案 ， 


наас РЫНЧА ЧЕЧЕ, РЕА ФЕ. рав 
ена. 

Ф 以 “项 ”增补 计量 单位 ， 由 投标 人 根据 施工 组 织 设计 方案 自行 报价 。 
(3) 对 应 现 浇 混凝土 的 模板 项 目 , 要 按照 浙 建站 计 [2013]63 号 文件 规定 的 原则 执 


4) 措施 项 目 清单 
包括 施工 技术 措施 、 施 工 组 织 措施 。 


措施 项 目 
措施 项 目 
材料 的 二 次 搬 











设置 ， 首 先 应 参考 拟 建 工程 











的 施工 组 织 设计 ， 以 确定 安全 文明 施工 


[， 大 型 机 械 





运 等 项 目 。 其 次 参阅 工程 施 





技术 方案 ， 以 确定 夜间 施 了 








进出 场 及 安 拆 ， 脚 手 架 ， 混 凝 土 模板 与 支架 ， 施 工 排水 、 降 水 等 项 目 。 


参阅 相关 的 施 

















施工 规范 及 施 














规范 及 施工 验收 规范 ， 以 确定 施工 技术 方案 没有 表述 ， 
验收 规范 要 求 而 必须 发 生 的 技术 措施 。 措 施 项 目 还 包括 招标 文件 中 


另外 ， 还 可 
但 为 了 达到 








是 出 的 某 些 必 须 通 过 一 定 的 技术 措施 才能 实现 的 要 求 ， 设 计 文 件 中 一 些 不 足以 写 进 


技术 方案 但 是 需 通过 一 定 的 技术 措施 才能 实现 的 内 容 。 市 政 了 


见 表 8-1。 





[ 程 常见 的 措施 项 目 详 
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表 8-1 市 政工 程 措施 项 目 表 


* я # 号 措施 项 目 名 称 
1 安全 文明 施工 

2 冬季 、 雨 季 施 工 

3 夜间 施工 

4 -次 搬运 

5 已 完工 程 及 设备 保护 
6 

7 

8 

9 

















行车 、 行 人 干扰 

地 上 、 地 下 设施 、 建 筑 物 的 临时 保护 设施 
提前 竣工 措施 B 
优质 工程 增加 措施 
大 型 机 械 设备 进出 场 及 安 拆 
施工 排水 、 降 水 
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са ш: ` K< 

根据 浙 建站 计 [2013]64 号 文件 一 一 关于 《浙江 省 建设 工程 费用 定额 》(2010 版 ) 
费用 项 目 及 费 率 调整 的 通知 ， 在 施工 组 织 措施 费 项 目 中 增加 工程 定位 复 测 费 项 目 和 
特殊 地 区 增加 费 项 目 。 

根据 浙 建站 计 [2014] 31 号 文件 一 一 关于 印发 《建设 工程 工程 量 计算 规范 》(2013 
版 ) 浙 江 省 补充 规定 (二 ) 的 通知 ， 市 政 专业 工程 补充 了 以 下 措施 清单 项 目 : 提前 竣工 
措施 、 工 程 定位 复 测 、 特 殊 地 区 施工 增加 措施 、 优 质 工程 增加 措施 。 

根据 建 建 发 [2015] 517 号 文件 一 一 关于 规范 建设 工程 安全 文明 施工 费 计 取 的 通 
知 ， 在 《浙江 省 建设 工程 施工 费用 定额 》(2010 版 ) 中 安全 文明 施工 费 (以 下 简称 “ 基 
本 费 ”) 的 基础 上 增加 施工 扬尘 污染 防治 增加 费 、 创 安全 文明 施工 标准 化 工地 增加 费 
(以 下 简称 “ 创 标 化 工地 增加 费 ”)， 基本 费 、 施 工 扬 尘 污染 防治 增加 费 和 创 标 化 工地 
增加 费 三 项 党 用 合并 为 安全 文明 施工 费 。 


СИЎ 特别 提示 


丝 施 项 目 清单 为 可 调整 清单 。 对 招标 文件 中 所 列 措施 项 目 ， 投 标 人 可 根据 企业 
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自身 特点 做 适当 的 变更 增 减 。 投 标 人 要 对 拟 建 工程 可 能 发 生 的 措施 项 目 和 措施 费用 
整体 考虑 ， 清 单 计价 一 经 报 出 ， 即 被 认为 包括 了 所 有 应 该 发 生 的 措施 项 目的 全 部 费 
用 。 如 果 报 出 的 清单 中 没有 列 项 ， 而 施工 中 又 必须 发 生 的 项 目 ， 业 主 有 权 认为 其 已 
综合 在 分 部 分 项 工程 量 清单 的 综合 单价 中 。 将 来 措施 项 目 发 生 时 ， 投 标 人 不 得 以 任 
何 借口 提出 索赔 或 调整 。 

5) 其 他 项 目 清单 及 相关 明细 表 

其 他 项 目 清 单 中 的 项 目 应 根据 拟 建 工程 的 具体 情况 列 项 。 

(1) 暂 列 金额 ， 应 根据 工程 特点 按 有 关 计 价 规 定 估算 。 

(2) 材料 (工程 设备 ) 暂 估价 : 应 根据 工程 造价 信息 或 参照 市 场 价格 估算 。 


你 知识 链接 ‚ № 
ина e K ON л НЬ 
қа № 


ы, 
АЕ m 工程 设备 、 施 工 机 械 台 班 的 价格 信息 ， 以 及 各 造价 指数 、 指 标 
ВЕ ОН 











El 
【参考 图 文 】 程度 的 比值 或 比率 ， 包括 按 单位 或 音 9 
НАНА. НН. ВНР 
N 


(3) 专业 工程 暂 估价 : \ 同 专业 ， 按 有 关 评 价 规定 估算 。 


OAT: мб. ГЕЙМИН. 

шн as ыы 
Екі ятланган 

b Л 

EN 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2013) 的 规定 ， 根 据 拟 定 的 
招标 文件 、 建 设 工程 设计 文件 及 相关 资料 ， 根 据 施 工 现场 情况 、 地 勘 水 文 资料 、 工 
程 特点 及 常规 施工 方案 ， 列 出 分 部 分 项 清单 项 目 ， 并 确定 清单 项 目的 项 目 特征 ， 明 
确 清单 项 目 编码 。 

(2) 按照 《市 政工 程 工程 量 计算 规范 》(GB 50857 一 2013) 规 定 的 计算 规则 、 计 量 
单位 计算 分 部 分 项 清单 项 目的 工程 量 。 

(3) 按 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 的 统一 格式 ， 编 制 该 清单 。 

(4) 结合 工程 的 实际 情况 ， 根 据 常规 的 施工 方案 ， 列 出 施工 技术 措施 清单 项 目 ， 
并 确定 清单 项 目的 项 目 特征 ， 明 确 清单 项 目 编码 。 

(5) 按照 《市 政工 程 工程 量 计算 规范 》(GB 50857 一 2013) 规 定 的 计算 规则 、 计 量 
单位 计算 技术 措施 清单 项 目的 工程 量 。 

(6) 按 施工 技术 措施 项 目 清单 与 计价 表 的 统一 格式 ， 编 制 该 清单 。 

(7) 结合 工程 的 实际 情况 , 根据 相关 的 施工 规范 及 有 关 规 定 , 列 出 施工 组 织 措施 
清单 项 目 ， 并 确定 清单 项 目 编码 。 


划分 的 造价 指数 ， 按 工程 造价 构成 要 素 
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(8) 按 施工 组 织 措施 项 目 清单 与 计价 表 的 统一 格式 ， 编 制 该 清单 。 

(9) 按照 拟定 的 招标 文件 要 求 ， 明 确 暂 列 金额 、 材 料 或 专业 工程 暂 估 价 、 计 日 工 的 项 
目 及 数量 、 总 承包 服务 的 内 容 等 ， 并 按 统 一 格式 编制 其 他 项 目 清单 与 计价 表 及 相关 的 明 
细 表 。 

(10) 编制 工程 量 清单 说 明 、 雇 页 、 封 面 。 


























83 теш патини 
工程 量 清单 计价 的 概念 
工程 量 清单 计 价 是 指 计 算 完成 工程 量 清单 月 =. 包括 分 部 分 项 工程 项 目 费 、 


к. е 规 费 、 税 金 。 
人 包 及 实施 阶段 从 招 投标 活动 开始 到 工程 





工程 量 720 制 价 的 编制 、 ы 程 量 清单 投标 报价 的 编 
制 、 工程 全 同 价款 的 确定 、 hh 球 支 付 、 工 程 价款 的 调整 、 合 同 价款 中 期 支付 、 
工程 竣工 结算 及 支付 、 合 同 解除 结算 及 支付 、 й и 


атр хх 


an NO RA BEERE j u М ан 的 对 已 标价 工程 量 清单 汇总 后 标 
明 的 总 价 

(1) 现行 工程 计量 、 计 价 规范 。 

(2) 国家 或 省 级 、 行业 建设 主管 部 门人 发 的 计价 办 法 。 

(3) 企业 定额 ， 国 家 或 省 级 、 行 业 建设 主管 部 门 颁发 的 计价 定额 和 计价 办 法 。 
(4) 招标 文件 、 招 标 工程 量 清单 及 其 补充 通知 、 答 疑 纪要 。 

(5) 建设 工程 设计 文件 及 相关 资料 。 

(6) 施工 现场 情况 、 工 程 特 点 及 投标 时 拟定 的 施工 组 织 设计 或 施工 方案 。 

(7) 与 建设 项 目 相关 的 标准 、 规 范 等 技术 资料 。 

(8) 市 场 价格 信息 或 工程 造价 管理 机 构 发 布 的 工程 造价 信息 。 

(9) 其 他 相关 资料 。 


工程 量 清单 投标 报价 文件 的 组 成 及 格式 


工程 量 清单 投标 报价 文件 应 采用 统一 格式 ， 由 下 列 内 容 组 成 : 封面 ， 雇 页 ， 说 明 ， 工 程 
项 目 投标 报价 汇总 表 ， 单 项 工程 投标 报价 汇总 表 、 单 位 工程 投标 报价 计算 表 ， 分 部 分 项 工程 
量 清单 与 计价 表 ， 工 程 量 清单 综合 单价 计算 表 ， 施 工 技术 措施 项 目 清单 与 计价 表 、 组 织 措施 










































































267 


A 
№... o 
ПП гчтвивзинкя-ю) 


项 目 清单 与 计价 表 ， 措 施 项 目 清单 综合 单价 计算 表 ， 其 他 项 目 清单 与 计价 汇总 表 ， 暂 
列 金额 明细 表 、 材 料 暂 估价 表 、 专 业 工 程 暂 估价 表 、 计 日 工 表 、 总 承包 服务 费 计价 表 ， 
主要 工 日 价格 表 、 主 要 材料 价格 表 、 主 要 机 械 台 班 价格 表 。 
































m z [s] 工程 量 清单 投标 报价 各 组 成 内 容 的 具体 格式 可 扫 二 维 码 查 阅 。 
г. 
с “Үк 特别 提示 


【参考 图 文 】 编制 工程 量 清单 、 工 程 量 清单 计价 时 ,，“ 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 ” 的 表格 
样式 是 相同 的 ， 在 编制 工程 量 清单 时 ， 只 需 填 写 清单 项 目 编码 、 项 目 名 称 、 项 目 特 
征 、 计 量 单位 、 工 程 量 ; 在 编制 工程 量 清单 计价 时 ， 需 计算 项 目 单价 、 项 目 合 价 以 
及 其 中 人 工 费 及 机 械 费 。 


> 
工程 量 清单 投标 报价 的 编制 要 求 a 


一 般 规定 S 


клише Бы 
©) 投标 人 应 根据 规范 的 规定 自 术 禄 定投 标 报价 。 
O 投标 报价 不 得 低 于 成 本 人 < 


(4) 投标 人 必须 按 招标 
计量 单位 、 тина 





单 填报 价格 ， 项 目 编码 、 项 目 名 称 、 项 目 特征 、 
量 清单 一 致 。 xa 


на 





















ШЕП 00703 
(6) 招标 қамыс АН, 投标 人 
均 应 填写 且 惧 允许 填写 一 个 报价 。 来 填 避 单价 和 合 价 的 项 目 ， 可 视 为 此 项 费用 已 包 











含 在 已 标价 工程 量 清单 中 其 他 项 ны. 
(Т) 商标 总 价 应 当 与 分 部 分 项 工程 费 、 措 施 项 目 费 、 其 他 项 目 费 、 规 费 、 税 金 的 
合计 金额 一 致 。 


х 知识 链接 


招标 控制 价 是 招标 人 根据 国家 或 省 级 、 行 业 建设 行政 主管 部 门 颁发 的 计价 依据 、 
计价 方法 以 及 拟定 的 招标 文件 和 招标 工程 量 清单 ， 结 合 工 程 具体 情况 编制 的 招标 工 
程 的 最 高 投标 限 价 。 

招标 控制 价 编制 的 一 般 规定 如 下 。 

(1) 国有 资金 投资 的 建设 工程 招标 ， 招 标 人 必须 编制 招标 控制 价 。 

(2) 招标 控制 价 应 由 具有 编制 能 力 的 招标 人 或 受 其 委托 具有 相应 资质 的 工程 造 
价 咨询 人 编制 和 复核 。 

(3) 工程 造价 咨询 人 接受 招标 人 委托 编制 招标 控制 价 , 不 得 再 就 同一 工程 接受 投 
标 人 委托 编制 投标 报价 。 

(4) 招标 控制 价 应 依据 国家 或 省 级 、 行 业 建设 行政 主管 部 门 颁发 的 计价 定额 、 计 
价 方法 、 工 程 造 价 管理 机 构 发 布 的 工程 造价 信息 ( 当 工程 造价 信息 没有 发 布 时 ， 参 昭 
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市 场 价 )、 建 设 工程 设计 文件 及 相关 资料 、 拟 建 的 招标 文件 及 招标 工程 量 清单 、 与 拟 建 项 目 
相关 的 标准 规范 及 技术 资料 、 施 工 现 场 情 况 、 工 程 特点 及 常规 施工 方案 等 编制 ， 不 得 上 调 


(5) 当 招 标 控制 价 超过 批准 的 概算 时 ， 招 标 人 应 将 其 报 原 概算 审批 部 门 审核 。 
(6) 招标 人 应 当 在 发 布 招标 文件 时 公布 招标 控制 价 ， 同 时 应 将 招标 控制 价 及 有 关 资 料 
报 送 工程 所 在 地 或 有 该 工程 管辖 权 的 行业 管理 部 门 工程 造价 管理 机 构 备 查 。 


2. 工程 量 清单 报价 的 编制 要 求 








D 封面 、 雇 页 

应 按 统一 格式 规定 的 内 容 填 号、 签字、 盖 章 ， 出 承包 人 自行 编制 的 投标 报价 外 ， 受 委 
托 编制 的 投标 报价 ， 由 造价 员 编 制 的 应 由 负责 审核 的 造价 工程 师 签字 、 盖 章 ， 并 由 工程 和 
价 咨询 人 盖 章 。 + 

投标 总 价 金额 分 别 按 小 写 、 大 写 格式 填写 。 工 程 名 称 件 中 工程 的 名 称 填写 。 

2) 总 说 明 Қы 

投标 报价 总 说 明 应 包括 下 列 内 容 。 AN 

(1) 投标 报价 包括 的 工程 内 容 。 

O 编制 依据 ， 并 明确 取 费 基数 、 工 程 类 济 、 阁 项 费 率 、 人 工 材料 机 械 价格 取 定 等。 





(3) 工程 质量 等 级 、 投 标 工期 、 
(4) 拟定 ma +. 





(5) 其 他 需 说 明 的 问题 。~ 


3) 工程 项 目 投标 报价 江 小 "NS 





(1) 表 头 的 工程 名 称 为 单位 
(2) 表 中 的 金额 分 别 按 分 部 











项 目 清单 与 计价 表 的 合计 金额 填写 ， 规 费 、 税 金 按 《 浙 江 省 建设 工程 施工 费 





版 ) 规 定 程序 计算 的 金额 填写 。 


5) 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 





(1) 分 部 分 项 工程 项 目 应 根 
单价 计算 。 
(2) 综合 单价 中 应 包括 招标 





文件 中 没有 明确 的 ， 应 提请 招标 人 明确 。 
(3) 招标 工程 量 清单 中 提供 了 和 暂 估 单价 的 材料 或 工程 设备 , 按 暂 估 的 单价 计 





(4) 表 中 的 综合 单价 应 与 工 
合 单价 一 致 。 
(5) 表 中 的 合 价 = 清 单项 目 了 
























工程 名 称 。 
分 项 工程 量 清单 与 计价 表 、 措 施 项 目 清单 与 计 





g i 案 的 说 明 。 











а) 表 БП ни № 4 

(2) жїл тан алша атылса ЕЛ tii ЕЕЗ О TL PEA АДЫ. 
sess ОДИНА Thiya 8600 Gre gun si. 

工程 投 标 报价 计算 表 | 


价 表 、 其 他 





定额 》(2010 


据 招标 文件 和 招标 工程 量 清单 项 目 中 的 特征 描述 确定 综合 











文件 中 划分 的 应 由 投标 人 承担 的 风险 范围 及 其 








费用 ， 招 标 

















入 综合 单价 。 





程 量 清单 综合 单价 计算 表 或 工料 机 分 项 表 中 林 





[ 程 数 量 x 相 应 的 综合 单价 。 








6) 工程 量 清单 综合 单价 计算 表 及 工料 机 分 析 表 





应 项 目的 综 
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清单 项 目的 项 目 名 称 、 项 目 编码 、 计 量 单位 、 工 程 数量 应 与 招标 工程 量 清 单一 致 ， 
并 根据 招标 工程 量 清单 中 的 项 目 特征 确定 清单 项 目的 组 合 工作 内 容 ， 按 规范 要 求 计算 综 
合 单价 。 
给、 知识 链接 

综合 单价 计算 步骤 如 下 所 述 。 

(1) 根据 工程 量 清单 项 目 名 称 和 项 目 特征 ， 结 合 拟 建 工程 的 具体 情况 ， 结 合 施工 方案 
或 施工 组 织 设计 ， 根 据 套用 的 预算 定额 或 企业 定额 ， 参 照 《浙江 省 建设 工程 工程 量 清单 计 
价 指引 》( 市 政工 程 )， 分 析 确 定 清单 项 目 所 包括 的 全 部 组 合 工作 内 容 ， 并 确定 各 项 组 合 工 
作 内 容 套 用 的 定额 子 目 。 

(2) 计算 清单 项 目 各 项 组 合 工 作 内 容 工程 量 ， 按 套用 НЯ 或 企业 定额 的 工程 量 
计算 规则 进行 计算 。 

(3) 根据 套用 的 预算 定额 或 企业 定额 ， 确 定 各 项 组 G 材料 、 施 工 机 械 
台 班 的 消耗 量 。 SS 























(4) 依据 市 场 价格 或 参照 省 、 е 和 外， 结合 工程 实际 分 
析 确 定 人 工 、 材 料 、 施 工 机 械 台 班 的 单 
(5) 计算 各 组 合 工 作 内 容 1 个 定 他 的 人 工 费 、 材 料 费 、 施 工 机 具 使 用 费 ， 


(6) 根据 《浙江 省 建设 工程 施工 帝 用 定额 》(2010 版 ),\- 并 结合 工程 实际 情况 、 市 场 竞争 
情况 ， 确 定 企业 管理 党、 利润 WJ 风险 的 费 计 ， А 容 1 个 定额 计量 单位 的 企 


业 管 理 费 、 利 润 、 风 险 费 用 六 
企业 管理 费 、 ETE ЖЯ 利润 率 、 风 险 费 


率 计算 。 << ж? 

RA OATS ях 

(7) Азн 项 目 各 组 合 工作 内 容 的 人 工 费 ， 除 以 清单 项 目的 工程 量 ， 计 算出 1 个 规 
定 计量 单位 清单 项 目的 人 工 费 。 

各 组 合 工 作 内 容 的 人 工 费 等 于 该 组 合 工作 内 容 1 个 计量 单位 的 人 工 费 乘 以 其 (定额 ) 工 
程 量 。 


(8) 按 同 样 的 方法 计算 出 1 个 规定 计量 单位 清单 项 目的 材料 费 、 机 械 使 用 费 、 企 业 管 
理 费 、 利 润 、 风 险 费 用 。 

(9) 合计 1 个 规定 计量 单位 清单 项 目的 人 工 费 、 材 料 费 ， 施 工 机 具 使 用 费 ， 以 及 企业 
管理 费 、 利 润 、 风 险 费 用 ， 即 为 该 清单 项 目的 综合 单价 。 


[418-2] 某 道路 工程 ,为 城市 支 路 ， 招 标 工程 量 清单 中 提供 的 “ 挖 一 般 土 方 (三 类 土 ) 
清单 项 目的 工程 量 为 8707.1m*， 计 算 该 清单 项 目的 综合 单价 

【 解 】 按 照 综 合 单价 的 计算 步骤 进行 计算 。 

(D) 确定 施工 方案 ， 确 定 该 清单 项 目 包括 的 组 合 工作 内 容 及 套用 的 定额 子 目 

若 某 投标 单位 施工 方案 考虑 主要 采用 挖掘 机 挖 土 并 装 车 ， 占 总 方 量 的 95%, 余下 的 5% 
用 人 工 开 挖 。 
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#82 工程 量 清单 与 清单 计价 的 基本 知识 








则 该 清单 项 目 应 该 由 2 项 组 合 工作 内 容 : 挖掘 机 挖 土 并 装 车 (三 类 土 )、 人 工控 土方 (三 
类 土 )， 其 套用 的 定额 子 目 分 别 为 [1-60]、[1-2] 

(2) 计算 各 组 合 工作 内 容 工 程 量 

挖掘 机 挖 土 并 装 车 工程 量 =8 707.1x95% <8271.75(ш?) 

人 工控 土方 工程 量 =8 707.1x95% = 435.36(m°) 

(з) 确定 组 合 工作 内 容 人 、 材 、 机 的 消耗 量 及 单价 

该 某 投 标 单位 按 《 浙 江 省 市 政工 程 预算 定额 》(2010 版 ) 确 定 人 、 材 、 机 的 消耗 量 及 单价 。 

(4) 计算 各 组 合 工作 内 容 1 个 定额 计量 单位 的 人 工 费 、 材 料 费 、 施 工 机 具 使 用 费 见 
Ж 8-2. 

其 中 ， 挖 掘 机 挖 土 并 装 车 (三 类 土 ) 定额 计量 单位 为 1 000m° 


所 需 的 人 工 费 =192.00 “Ж, 


ИЕН. 
HE RRR: ІЗ 
人 工控 圭 方 (三 类 士 ) 定额 计量 间 





所 需 的 р 
所 需 的 材料 费 =0.00 元 
4 TORR F 
(5) 确定 企业 管理 费 、 利 润 、 55 Ф, 计算 各 组 合 工作 内 容 1 个 定额 计量 单位 的 
企业 管理 费 、 利 润 、 风 险 费用 ， Y 


з їгїт яй ш Ye manay іи 类 道路 工程 ， 企 业 管理 费 
的 费 率 弹性 范围 为 16.9 3%, Ч. ты ж 9.00% ~ 15.00%. 
ыы sas нас 7 利润 的 费 率 为 159， 风 险 费用 的 费 率 


Я 3%. 
见 表 8- Хх a 
其 中 ， E PET 定额 计量 单位 为 1 000m° 
管理 费 =(192.00+3 620.08)x20%=762.42( 元 ) 
利润 =(192.00+3 620.08)x15%=571.81( 元 ) 
风险 费用 =(192.00+3 620.08)x3%=114.36( 元 ) 
人 工控 土方 (三 类 土 ) 定额 计量 单位 为 100m° 
管理 费 =(681.60+0.00)x20%=136.32( 元 ) 
利润 =(681.60+0.00)x15%=102.24( 元 ) 
风险 费用 =(681.60+0.00)x3%=20.45( 元 ) 
(6) 合计 清单 项 目 各 组 合 工作 内 容 的 人 工 费 ， 除 以 清单 项 目的 工程 量 ， 计 算出 1 个 规 
定 计 量 单位 清单 项 目的 人 工 费 。 并 按 同 样 的 方法 计算 出 1 个 规定 计量 单位 清单 项 目的 人 工 
费 、 材 料 费 、 机 械 费 、 管 理 费 、 利 润 、 风 险 费 用 见 表 8-2。 
O 该 清单 项 目 合计 的 人 工 费 =192x8.271 75+681.60x4.353 6-4 555.59( 元 ) 


В 4555.59 Е 
一 1m 的 人 工 费 = =0.52 
挖 一 般 土方 1m 的 90770 (元 ) 
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@ 该 清单 项 目 合计 的 材料 费 =0.00 元 

挖 一 般 土方 Im 的 材料 费 0.00 元 

@ 该 清单 项 目 合计 的 机 械 费 =3 620.08x8.271 75+0.00x4.353 6=29 944.40( 元 ) 
ож зимы 29944-40 _ u 

挖 一 般 土 方 Im 的 机 械 费 570710 3.44( 元 ) 


@ 该 清单 项 目 合计 的 管理 费 =762.42x8.271 75+136.32x4.353 6=6 900.03 (元 ) 
А 6900.03 Е 
一 般 土方 1m 的 管理 费 = 一 一 一 =0.79 
в m 的 管理 费 -870710 0.79( 元 ) 
或 ， 挖 一 般 土方 Im 的 管理 费 =(0.52+3.44)x20%=0.79( 元 ) 
© 该 清单 项 目 合计 的 利润 =571.81x8.271 75+102.24x4.353 55 174.98 (元 ) 
5174.98 


挖 一 般 土方 Im HAR- 059 (元 ) 


或 ” 挖 一 般 土方 1m 的 利润 =(0.52+3.44)x15%=0.59 
@ 该 清单 项 目 合计 的 风险 费用 = 114.36x8.271 75 ИИ 
1034.99 _ 

挖 一 般 土方 Im НА T 

қ # МЕХ Im ыы! са» 

(7) 合计 1 个 规定 计量 单位 清单 жө. 材料 费 、 施 工 机 具 使 用 费 以 及 企业 管 
ж. ЖН. и, тд ийа „у 

%- Қада ла оиноо у 5.46 (75) 


% 
АР _ 8-2 2 
单位 (专业 ) 工 程 名 称 : ӘШІР ем д 


第 1 页 共 1 页 
综 合 单 价 /元 
















AT# 材料 费 Лий 管理 费 利润 


挖 一 般 土方 













挖掘 机 控 士 
1-60 | 并 装 车 (三 | ， 
类 士 ) 

人 工控 土方 
(三 类 土 ) 


0.00 |3620.08 | 762.42 | 571.81 | 114.36 | 5260.67 









102.24 | 20.45 | 940.61 











7) 施工 技术 措施 项 目 清单 与 计价 表 、 组 织 措施 项 目 清单 与 计价 表 
招标 工程 量 清单 中 招标 人 提出 的 措施 项 目 清 单 是 根据 一 般 情 况 确 定 的 ， 而 各 投标 人 的 
施工 技术 水 平 、 采 用 的 施工 方法 、 拥 有 的 施工 装备 等 有 所 差异 ， 投 标 人 投标 时 应 根据 自身 












































编制 的 投标 施工 组 织 设计 或 施工 方案 确定 措施 项 目 ， 对 招标 人 提供 的 措施 项 目 进行 调整 ， 
可 增加 措施 项 目 ， 但 不 得 删除 不 发 生 的 措施 项 目 。 投 标 人 增加 的 措施 项 目 ， 应 填写 在 相应 
的 措施 项 目 之 后 ， 并 在 序号 栏 中 以 “ 增 X X ”表示 ,“ X X ”为 增加 的 措施 项 目 序 号 ， 自 
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#8= ВЕЕРА Ар 





01 开始 顺序 编号 ， 不 发 生 的 措施 项 目 ， 金 额 以 零 计 。 

(D 施工 技术 措施 项 目 应 根据 招标 文件 和 招标 工程 量 清单 项 目 中 的 特征 描述 确定 综合 
单价 计算 。 其 综合 单价 的 计算 方法 与 分 部 分 项 清单 项 目 综合 单价 的 计算 方法 相同 。 

(2) 组 织 措施 项 目 金额 应 根据 招标 文件 及 投标 施工 组 织 设 计 或 施工 方案 ， 按 规范 规定 
自主 确定 。 

8) 措施 项 目 清单 综合 单价 计算 表 及 工料 机 分 析 表 

编制 要 求 与 工程 量 清单 综合 单价 计算 表 及 工料 机 分 析 表 相同 。 

9) 其 他 项 目 清单 与 计价 表 及 相关 明细 表 

(1) 和 暂 列 金额 应 按 招标 工程 量 清单 中 列 出 的 金额 填写 。 

(2) 材料 、 工 程 设 备 暂 估价 应 按 招标 工程 量 清单 中 列 出 的 单价 计 入 综合 单价 。 

(3) 专业 工程 暂 估价 按 招 标 工程 量 清单 中 列 出 的 金额 填写 5. 421 

(4) 计 日 工 应 按 招标 工程 量 清 单 中 列 出 的 项 目 综合 单价 并 计算 计 日 
ко: 内 容 和 提出 的 要 求 自主 确定 


工程 量 清单 投标 报价 的 编制 N 


工程 量 清单 投标 报价 编制 的 主 55% 分 部 分 项 工程 量 清单 计价 一 技术 (单价 ) 措 施 

жю ли калеа 合计 工程 造价 。 
i PEERI 

分 部 分 项 工程 量 清 革 注 价 应 根据 招标 工程 Ж» 由 于 分 部 分 项 工程 量 清单 是 不 
可 调整 的 闭口 清单 分 部 分 项 工程 量 清单 挟 计 欠 农 中 各 清单 项 目的 项 目 名 称 、 项 目 编码 、 
工程 数量 等 必须 与 插 标 工程 量 清单 中 的 伐 吾 范 项 工程 量 清单 完全 一 致 。 

分 部 分 项 主神 是 清单 计价 的 关键 是 确 冠 分 部 分 项 工程 量 清单 项 目的 综合 单价 。 

分 部 分 项 工程 量 清单 项 目 综合 单价 的 计算 步骤 如 上 “知识 链接 ”所 述 。 计 算 完成 后 形 
成 分 部 分 项 清单 项 目 综合 单价 计算 表 。 


«Ў 特 别提 示 


清单 项 目的 工程 量 是 按 清单 的 计算 规则 计算 的 ， 清 单项 目 组 合 工作 内 容 的 工程 量 是 按 
定额 的 计算 规则 计算 的 ， 两 者 要 注意 区 别 。 另 外 ，; ELRES 定额 (报价 ) 工 程 量 的 计量 
单位 有 可 能 是 不 同 的 ， 也 要 注意 区 别 。 


分 部 分 项 工程 量 清单 项 目 综合 单价 计算 完成 后 ， 可 进行 分 部 分 项 工程 量 清单 费用 的 计 
算 ， 形 成 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 。 

分 部 分 项 工程 量 清单 项 目 费 = 分 部 分 项 工程 量 清单 项 目 合 
= (分 部 分 项 工程 量 清 单项 目的 工程 数量 x 综合 单价 )(8-1) 




























































































2. 措施 项 目 清单 计价 
措施 项 目 清单 计价 应 根据 招标 文件 提供 的 措施 项 目 清单 进行 。 由 于 措施 项 目 清单 是 可 
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调整 的 清单 ， 所 以 在 措施 项 目 清单 计价 时 ， 企 业 可 根据 工程 实际 情况 、 施 工 方案 等 增 列 措 


ЖИН; 不 发 生 的 措施 项 目 ， 金 额 以 零 计价 。 
措施 项 目 清单 计价 分 为 施工 技术 (单价 ) 措 施 项 目 计 价 和 施工 组 织 (总 价 ) 




















1) 施工 技术 (单价 ) 措 施 项 目 计价 
施工 技术 措施 清单 项 目 工程 量 计算 及 其 综合 单价 的 计算 确定 ， 是 技术 措施 项 目 清单 计 


价 的 关键 。 
施工 技术 措施 项 目 





清单 计价 的 步骤 如 下 。 











普 施 项 目 计价 。 


(1) 参照 措施 项 目 清单 ， 根 据 工程 实际 情况 及 施工 方案 ， 确 定 施 工 技术 措施 清单 项 目 。 
如 某 水 泥 混凝土 路 面 工程 施工 方案 考虑 道路 挖 方 主要 采用 挖掘 机 施工 、 














填 方 采用 压路机 碾 压 密实 ， 水泥 混 凝 土路 面 浇 筑 时 采用 
施工 技术 措施 项 目 有 挖掘 机 、 压 路 机 等 大 型 机 械 进 出 场 及 安 拆 < 









































单 计价 指引 》(2010 版 )， 结 合 施工 方案 ， 确 定 施工 
其 对 应 的 定额 子 目 ， 按 定额 计算 规则 计算 施工 NG АН Br t & НУ ТЕРІ REMTE 














量 (报价 工程 量 )。 





сонды 目 所 包含 的 


г. ATH 


УЕ, 





钢 模板 。 那 么 ， 该 道路 工程 
土路 面 模 


板 。 








(2) 根据 《市 政工 程 工程 量 计 算 规 范 》(GB 50857—20 ни 








施工 时 ， 


[ 程 量 清 





工程 内 


容 及 

















如 某 水 泥 混 凝 土路 面 工程 按 施工 方案 考 晨 计 取 控 据 机 、 压 路 机 进出 场 各 1 个 台 次 ， 混 
есь ЗЕ НИНУ, 

(3) 确定 人 工 、 材 料 、 机 械 

人 工 、 材 料 、 ee pe 














(4) 确定 企业 管理 
先 确 定 工程 类 别 % 然 





费 、 利 润 费 率 \ 并 根据 企业 自身 情况 考 
(5) 计 не 











| йн 确定 。 
ЖШ, БАЛЕ чм. 








参照 жона 施工 费用 定额 》(2010 版 ) 确 定 企 业 管理 


施工 技术 措施 清单 项 目 综合 单价 计算 方法 与 分 部 分 项 工程 量 清单 项 目 综合 单价 计算 方 


法 相同 。 
计算 完成 后 形成 施 了 





[技术 措施 项 目 清单 综合 单价 计算 表 。 


(9) 合计 施工 技术 措施 清单 项 目 费用 。 
施工 技术 措施 清单 项 目 费 = 工 施工 技术 措施 清单 项 目 合 价 
= 一 (施工 技术 措施 清单 项 目的 工程 数量 x 综合 单价 ) (8-2) 




















计算 完成 后 形成 施 了 


[技术 措施 项 目 清单 与 计价 表 。 


2) 施工 组 织 (总 价 ) 措 施 项 目 计价 
施工 组 织 ( 总 价 ) 措 施 项 目 费 用 按 取 费 基数 乘 以 相应 费 率 计算 。 








(1) 计算 取 费 基数 。 


取 费 基数 = 分 部 分 项 工程 量 清单 项 目 费 中 的 人 工 费 + 
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分 部 分 项 工程 量 清单 项 目 费 中 的 机 械 费 + 
施工 技术 措施 项 目 清单 费 中 的 人 工 费 + 
施工 技术 措施 项 目 清单 费 中 的 机 械 费 











#8= ВЕЕРА А 























(2) 根据 工程 实际 情况 、 参 照 《 浙 江 省 建设 工程 施工 费用 定额 》(2010 版 ) 由 投标 单位 自 
行 确定 各 项 施工 组 织 措施 的 费 率 。 


ЧӘ 特别 提示 


投标 报价 时 ， 各 项 组 织 措施 费 的 费 率 是 由 投标 单位 自行 确定 的 ， 但 必须 遵守 相关 的 计 
价 规则 、 计 价 规定 。 如 安全 文明 施工 费 必须 计 取 且 不 得 低 于 《浙江 省 建设 工程 施工 费用 定 
额 》(2010 版 ) 的 下 限 报价 。 

编制 招标 控制 价 时 ， 各 项 组 织 措 施 费 的 费 率 按 《 浙 江 省 建设 工程 施工 费用 定额 》(2010 
版 ) 的 中 值 编 制 。 


(3) 计算 各 项 组 织 措施 费用 、 合 计 。 
施工 组 织 措施 清单 项 目 费 = 工 各 项 施工 组 织 措施 费 1 入 
=E (ШИЖ ЛИЧНЫЙ Ж) — (вз) 
计算 完成 后 ， m СА 
项 目 费 















































合计 施工 技术 措施 清单 项 目 费用 «таңа ， 形 成 措施 项 目 清单 计 
价 表 

3. 其 他 项 目 清单 计价 

其 他 项 目 清单 与 计价 表 中 各 项 费 计算 或 填写 。 

s МИА. 

БЕЗГЕК NAAN ео 估价 表 的 数额 填写 。 

(з) 表 中 总 承包 服务 费 多 NEKONA NA ан 合计 金额 填写 。 

L генинен я 











a 或 分 包 人 供应 材料 的 服务 内 容 ， 确 定 相应 的 费 率 ， 并 计算 相应 的 费 

















а, 名 称 、 计 量 单 位 、 数 量 应 按 业主 提供 的 计 日 工 表 
4 相应 内 容 填 写 。 

© 表 中 的 综合 单价 参照 分 部 分 项 工程 量 清单 项 目 综合 单价 的 计算 方法 确定 。 

© 表 中 合 价 -数量 x 综合 单价 。 

计算 完成 后 ， 形 成 其 他 项 目 清单 与 计价 表 及 相关 明细 表 。 

4. 合计 工程 造价 

按 《 浙 江 省 建设 工程 施工 费用 定额 》 (2010 版 ) 规 定 的 费用 计算 程序 计算 规 费 、 税 金 ， 
并 合计 工程 造价 。 
а) 规 费 - 取 费 基数 x 费 率 (8-4) 
规 费 的 取 费 基数 与 施工 组 织 措施 费 的 取 费 基数 相同 。 
规 费 费 率 按照 《浙江 省 建设 工程 施工 费用 定额 》(2010 版 ) 规 定 计 取 。 
O 税金 -( 分 部 分 项 工程 量 清单 项 目 费 + 措施 项 目 清单 费 + 其 他 项 目 清单 费 + 规 费 )x 费 率 

(8-5) 
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税金 费 率 根据 《浙江 省 建设 工程 施工 费用 定额 》(2010 版 ) 规 定 计 取 。 
(3) 工程 造价 = 分 部 分 项 工程 量 清单 项 目 费 + 措施 项 目 清单 费 + 

其 他 项 目 清单 费 + 规 费 + 税金 (8-6) 
计算 完成 后 ， 形 成 单位 (专业 ) 工 程 投标 报价 计算 表 、 工 程 项 目 投标 报价 汇总 表 。 
5. 编制 投标 报价 说 明 
6. 编制 投标 报价 封面 、 麻 页 
按 规定 格式 编制 投标 报价 封面 、 雇 页 ， 完 成 投标 报价 文件 的 编制 。 


























C 思考 题 与 习题 》 
1. 什么 是 工程 量 清单 ? “© 
2. 什么 是 招标 工程 量 清单 ? ЗЫ 何 区 别 ? 
3. 招标 工程 量 清单 由 哪 几 部 分 组 成 ? < 
неи rr og 编码 ? 
5， 进 行 清单 项 目 编码 时 ， 应 注意 什么 ? 
6. 清单 项 目的 项 目 特征 重要 吗 ? ЖН 时 应 注意 什么 ? 
7 


.措施 清单 项 目 分 为 哪 两 类 ? ЕЕН A АВИА, AR 


У wp 2 
8. енн tisa „ЖР 
9， 招 标 工程 量 清单 的 编制 说 明 应 包括 哪些 内 容 24 工 

10， 什 么 是 工程 量 清 弟 计 价 ? 

Жее льна 

12. 2, 2. 

13， 工 程 晤 清单 投标 报价 时 ， 是 否 可 以 根据 工程 实际 情况 调整 招标 文件 中 的 分 部 分 项 
工程 量 清单 与 计价 表 ? 

14. 工程 量 清单 投标 报价 时 ， 是 否 可 以 根据 工程 实际 情况 调整 招标 文件 中 的 措施 项 目 
清单 与 计价 表 ? 

15， 工 程 量 清单 投 标 报价 时 ， 如 何 计算 清单 项 目的 综合 单价 ? 

16. 工程 量 清单 投标 报价 文件 的 编制 说 明 应 包括 哪些 内 容 ? 

17. 某 城市 次 干 路 工程 ， 采 用 250mmx250mmx50mm 人 行道 板 、2cmM7.5 ЖЖ 
Fik 12cm № C15 人 行道 混凝土 基础 ， 施 工时 采用 现 浇 现 拌 混凝土 ， 拌 和 后 ， 混 凝 土 用 机 
动 翻斗 车 运 至 施工 点 ， 平 均 运输 距离 为 200m。 “人 行道 块 料 铺设 ”清单 项 目的 编码 、 工 程 
量 见 表 8-3， 它 的 三 项 组 合 工作 内 容 : 人 行道 板 安 砌 、 人 行道 基础 、 混 凝 土 ( 熟 料 ) 场 内 运输 
的 工程 量 、 套 用 的 定额 子 目 见 表 8-3， 计 算 该 清单 项 目的 综合 单价 。 

人 、 材 、 机 的 单价 均 按 预算 定额 的 单价 计 取 ， 管 理 费 、 利 润 的 费 率 按 城 市 次 干 路 工程 
弹性 费 率 范围 的 中 值 计 取 ， 风 险 费 用 的 费 率 为 5%. 
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#83 工程 量 清单 综合 单价 计算 表 


单位 (专业 ) 工 程 名 称 : 某 城 市 次 干 路 工程 第 1 页 共 1 页 










1 | 040204 | 人 行道 块 料 铺设 
001002 





250mmx250mmx 
50mm 人 行道 板 
安 砌 、2cmM7.5 
砂浆 垫 层 
12cm 厚 人 行道 混 
凝 土 基础 (C15 现 
浇 现 拌 混 凝 土 ) 
机 动 翻斗 车 运输 
混凝土 ， 运 距 


2-215 








2-211 + 
2-212x2 
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ш 





1. таит 计算 方法 。 
2. с ЕНШІ КО 
3， 清 单 计价 模式 下 土 计量 与 计价 的 


я Өс Есу ір И 





Akim k iñ p m B. Ей kaho F, ЕЕЕ ЯЛЫ nio +, + 
质 为 三 类 土 ， 沟 槽 边 坡 取 1 : 0.5。 计 算 Y1~Y4 ЖАН i ӘЖ T E. RALA 
量 。 该 段 管道 挖 沟 模 土方 的 清单 工程 量 、 定 额 工 程 量 相等 吗 ? 挖 沟 模 土方 的 清单 工程 量 、 
定额 工程 量 的 计算 规则 有 什么 区 别 ? 








Yl №2 ҮЗ Y4 Ys 
500-20.1-1.0 。500-16.7-1.0 500-397-1.0 0 - А __400-29.7-1.5. 
/ f ба 6.580 一 6.670 Z 
6.820 6.760, 6.720, 4.785 4.890 4.935 
4.695 4.720 4.742 
某 段 雨水 管道 平面 图 K 
/ 















BE “ЖОЙ; mm) 
р [D |D AHT B. | hi [№ | h. со (т\т 
200 | 260 |3 465 | 60 | 86 | 47 0.07 
300 | 58 10: 20 |610 | 70 |129| 54 0.11 
4: 


й 4 5 |740 | 80 |167| 60 0.17 
C20 混 凝 十 |500 |6 80 | 55 
720 |910 | 60 
301104 65 | 204] 80 |303| 71 0.36 
150 


ЖЕ 

м УЬ | 1501 346] 75 | 446| 80 [374] 79 0.48 
Зе sraton iel ao із 0.66 
СТО за С 











880 | 80 |208| 66 0.22 
І 010) 80 [246| 71 0.28 









































A N хатаана 


sS % 


土石 方 工程 清单 项 目 设置 及 清单 项 目 适 用 范围 


1. 土石 方 工程 清单 项 目 设置 

《市 政工 程 工程 量 计算 规范 》(GB 50857 一 2013) 附 录 A 土石 方 工 程 中 , 设置 了 3 个 小 节 
Ж 10 个 清单 项 目 : 挖 一 般 土方 、 挖 沟 槽 土方 、 挖 基 坑 土方 、 瞳 挖 土方 、 挖 淤泥 流 砂 、 挖 一 
般 石 方 、 挖 沟 槽 石 方 、 挖 基 坑 石 方 、 回 填 方 、 余 方 弃置 。 
各 清单 项 目 名 称 、 项 目 编码 、 项 目 特征 、 计 量 单 位 、 工 程 量 计算 规则 、 工 作 内 容 、 可 
组 合 的 主要 内 容 、 对 应 的 定额 子 目 可 参见 本 书 附录 。 

2. 清单 项 目 适 用 范围 

沟 槽 、 基 坑 、 一 般 土 ( 石 ) 方 的 划分 如 下 : 
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@ EEST 且 底 长 >3 И, 
© 底 长 <3 信和 底 宽 且 底 面积 和 150m7 为 基 坑 ; 
© 超过 以 上 范围 ， 为 一 般 土 ( 石 ) 方 。 


土石 方 工程 清单 项 目 工程 量 计算 规则 





1. 挖 一 般 土石方 

ЕН hagas 计算 , 即 按 原 地 面 线 与 设计 图 示 开 挖 线 之 间 的 体积 计算 。 
2. 挖 沟 模 土 ( 石 方 

工程 量 按 设 计 图 示 尺寸 以 基础 垫 层 底面 积 乘 以 挖 土 深度 ， 以 体积 计算 。 

з. ВЕН) 
工程 量 按 设计 图 示 尺 寸 以 基础 垫 层 底面 积 乘 以 挖 士 深度 ,r de 算 。 
4. 有 瞳 挖 土方 < 
工程 量 按 设计 图 示 断 面 乘 以 长 度 以 体积 计算 。 \- 
5. АЛ. И 


工程 量 按 设计 图 示 位 置 、 = 
А зал 


(1) 土方 体积 应 按 挖 所 前 的 天 》 өлке Nos. Ы 
(2) А АНЫ АУД НХ 


ете Вел = 由 投标 人 根据 地 勘 报告 决定 

















报价 。 ых X 
@ ata OAA e Aa 如 需 土方 外 运 ， 
в улавя, 


ране, 

(5) 石 方 爆破 按 We (GB 50862 一 2013) 相 关 项 目 编码 列 项 。 
(6) 挖 方 因 工作 面 和 放 坡 增加 的 工程 量 ， 是 否 并 入 各 挖 方 工程 量 中 ， 按 各 省 、 自 治 区 

直辖 市 或 行业 建设 行政 主管 部 门 的 规定 实施 。 


从 知识 链接 


根据 浙 建站 计 [2013] 63 号 文件 , 浙江 省 在 具体 贯彻 实施 时 , 应 按照 计算 规范 有 关 规 定 ， 
将 因 控 沟 柳 、 基 坑 、 一 般 土石 方 因 工 作 面 和 放 坡 所 增加 的 工程 量 并 入 各 土石 方 工程 量 中 计 
算 。 如 各 专业 工程 清单 提供 的 工作 面 宽 度 和 放 坡 系数 与 我 省 现行 预算 定额 不 一 致 ， 按 定额 
有 关 规定 执行 


6. 回填 方 

(1) 工程 量 按 挖 方 清单 项 目 工程 量 加 原 地 面 至 设计 要 求 标高 间 的 体积 ， 减 去 基础 、 构 
筑 物 等 埋 入 体积 计算 。 

本 条 计算 规则 适用 于 沟 槽 、 基 坑 等 开 挖 后 再 进行 回填 方 的 清单 项 目 。 当 原 地 面 线 高 于 
设计 要 求 标高 时 ， 其 体积 为 负 值 。 
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(2) 工程 量 按 设 计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 。 
本 条 计算 规则 适用 于 场地 填 方 。 


«ЧУ 特别 提示 


回填 方 总 工程 量 中 若 包括 场 内 平衡 和 缺 方 内 运 两 部 分 时 ， 应 分 别 编码 列 项 。 

回填 方 如 需 缺 方 内 运 ， 且 填 方 材料 品种 为 土方 时 ， 是 否 在 综合 单价 中 计 入 购买 土方 的 
费用 ， 由 投标 人 根据 工程 实际 情况 自行 考虑 。 

回填 方 运 距 可 以 不 描述 ， 但 应 注 明 由 投标 人 根据 工程 实际 情况 自行 考虑 。 

т. 余 方 弃置 

工程 量 按 挖 方 清单 项 目 工程 量 减 利用 回填 方 体积 ( 正 数 ) 计 算 。~ 


А 特别 提示 < 
余 方 齐 置 运 距 可 以 不 描述 ， 但 应 注 明 由 投标 人 权 вич 
【 例 9-1] he lh 如 图 9.1 所 示 ， 已 知 混凝土 基础 宽 
Ж B-0.88m， 每 侧 工作 面 宽度 p=0.5m, HARAN : 0.5， 沟 模 长 [=30m， 沟 模 底 平均 标 
高 h=1.000m， 原 地 面 平均 标高 mog N 别 计算 该 段 管道 沟 槽 挖 方 清单 工程 量 、 定 
хх 
额 工程 量 。 ы 


s = Ки 
> “> к „Ж 原 地 面 线 


原 地 面 六 均 标 高 
Н-4.000 










































> 





放 坡 (1:0.5) 


混 凝 十 基础 


1p0mm 880mm __I00mm 
[+ в b 
и 


+ 


кгр: АЛЛ 
h=1.000 








91 管道 沟 模 放 坡 开 挖 示意 图 


【 解 】 根 据 浙 江 省 补充 规定 ， 因 工作 面 和 放 坡 所 增加 的 工程 量 并 入 土方 工程 量 中 ， 所 以 
该 沟 槽 挖 方 清单 工程 量 与 定额 工程 量 相等 。 
JA Я, W=B+2b=0.88+2x0.5=1.88(m) 
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A 


—HR 
ШІ resne 


沟 槽 边 坡 为 1 : m=1 : 0.5 

НА Ж=Н-һ=4.000-1.000=3.000(т) 

ШО V=[W+m(H-h)]x(H-h)xL 
-П.88:0.5х(4.000-1.000)1>(4.000-1.000)<30 =304.2 


(4921 某 市 风华 路 土方 工程， 起 论 桩 号 为 01040~ Оев ВААУ. В 
控 方 ， 施 工 横断 面 如 图 4.12 所 示 。 于 2016 年 3 月 17 日 5520 日 招标 ， 土 质 为 三 类 土 ， 
余 方 要 求 外 运 ， 填 方 密实 度 要 求 达到 95%。 根 据 工 jk. 制 该 土石 方 工程 的 招标 工程 























量 清单 。 

1. 分 部 分 项 清单 项 目 列 项 、 编码 _ x< 

根据 工程 实际 情况 ， 确 定 有 3 个 分 部 分 殴 清 单项 目 ; 挖 一 般 土方 (040101001001)、 回 
填 方 (040103001001)、 余 方 弃置 (040103002001)。 

2. 计算 确定 分 部 分 项 清单 了 六 

挖 一 般 土方 清单 工程 量 =2Jg41 03m У; % 

回填 方 污 174.90m° X 

余 方 弃置 清单 689.791? 


з. 编制 分 部 таваан, 
Аав 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 见 表 9-1。 
7 


表 9-1 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 
单位 及 


项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 


1 |040101001001 
2 [040103001001 | 回填 方 


2041.03 
1 174.99 














运 距 由 投标 人 
自行 考虑 
本 页 小 计 | | | 


в ir 


689.79 





3 |моозихо Е 








z Өс Ели ру 





4. 施工 技术 措施 项 目 列 项 ， 编 码 

本 土方 工程 挖 土 主要 采用 挖掘 机 进行 ， 填 方 密 压 采 用 压路机 进行 ， 技 术 措 施主 要 考虑 
大 型 机 械 进出 场 。 

大 型 机 械 进出 场 (lm 挖掘 机 )， 项 目 编码 : 041106001001 

大 型 机 械 进出 场 (压路机 )， 项 目 编码 : 041106001002 

5. 编制 施工 技术 措施 项 目 清单 与 计价 表 

施工 技术 措施 项 目 清单 与 计价 表 见 表 9-2. 


表 9-2 施工 技术 措施 项 目 清单 与 计价 表 



































单位 及 专业 工程 名 称 ; 某 市 风华 路 土方 工程 第 1 页 共 1 页 
项 目 计量 综合 ,| 合 价 其 中 /元 


т 71 3 工程 量 B 
TREM ет 单位 ”工程 量 apr O mn 机 械 费 备注 


t 
大 型 机 械 进 | ，。， š > 
НЕСИЕЛЕР ЫН 

| ж |) 





6. 组 织 措施 项 目 列 项 、 ГА ЖР 
МЛД пж. наи, А 

安全 文明 施工 费 (全 A вийлан, 90 tit 0411090101 
I / 复 测 费 ;项 目 编码 Z0411090 á 

夜间 施 

Е: 


шн? 项 目 编码 04 1109002001. 
已 完工 程 保护 费 ， 项 目 编码 041109007001 


行车 、 行 人 干扰 增加 费 ， 项 目 编码 041109005001 
7. 编制 组 织 措施 项 目 清单 与 计价 表 
组 织 措施 项 目 清单 与 计价 表 见 表 9-3。 










表 9-3 ”施工 组 织 措施 项 目 清单 与 计价 表 


























单位 及 专业 工程 名 称 ， 某 市 风华 路 土方 工程 第 1 页 共 1 页 
项 目 名 称 计算 基础 RE% 

ЕТЕ 人 工 费 + 机 械 费 

2 | 施工 扬尘 污染 防治 增加 费 人 工 费 + 机 械 费 | 
3 | 工程 定位 复 测 费 人 工 费 + 机 械 费 | 
4 | 夜间 施工 增加 费 人 工 费 + 机 械 费 | | 
5 | 已 完工 程 及 设备 保护 费 人 工 费 + 机 械 费 | | 
6 | 行车、 行人 干扰 增加 费 人 工 费 + 机 械 费 | | 

& ir 
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8. 其 他 项 目 清单 与 计价 表 以 及 相关 明细 表格 


本 例 中 ， 其 他 项 目 暂 不 考虑 ， 其 他 项 目 清单 与 计价 表 以 及 相关 明细 表格 按 空 白 表格 形 
式 编制 ， 表 格格 式 参见 第 8 章 。 
9. 编制 工程 量 清单 说 明 及 封面 


表 9-4 招标 工程 量 清单 封面 






































某 市 风华 路 十 方 工程 
工程 量 清音 
gani 
招 标 人 : м 
(单位 盖 章 ) & на 
法 定 代表 人 法 定 代表 
或 其 授权 人 


章 < (签字 或 盖 章 ) 
编 制 A: 
造价 人 员 签 字 盖 K (造价 工程 师 签 字 盖 专用 章 ) 


复核 时 间 ， Хы 
425 marami ке” 


— V 





编制 时 间 : 






第 1 页 






共 1 页 







单 编制 范围 
程 ， 起 旋 桂 号 为 01040~0+180， 该 路 段 内 有 填 方 、 也 有 挖 方 ， 土 质 
方 要 求 外 运 ， 填 方 密实 度 要 求 达到 95%. 
二 、 工 程 量 清单 编制 依据 

1.《 建 设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2013)。 

2.《 浙 江 省 建设 工程 工程 量 清单 计价 指引 》( 市 政工 程 )。 

3.《 市 政工 程 工程 量 计算 规范 》(GB 50857 一 2013)。 

4. 市 政道 路 工程 施工 相关 规范 。 

5. 某 市 风华 路 土方 工程 施工 图 。 
三 、 编 制 说 明 

多 余 的 土方 外 运 、 运 距 由 投标 人 自行 考虑 ; 场 内 平衡 的 土方 运输 方式 由 投标 人 自行 考虑 。 
四 、 其 他 

1. 本 工程 风险 费用 暂 不 考虑 ， 农 民工 工伤 保险 费 、 危 险 作业 意外 伤害 保险 费 暂 不 考虑 ， 本 工程 无 创 
标 化 工程 要 求 ， 本 工程 不 得 分 包 ， 本 工程 无 暂 列 金额 、 计 日 工 。 

2. 安全 文明 施工 费 按 市 区 一 般 工程 考虑 
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【 例 9-4】 某 市 风华 路 土方 工程 ,起 旋 桩 号 为 0+040~0+180， 该 路 段 内 有 填 方 、 也 有 
挖 方 ， 施 工 横断 面 如 图 4.12 所 示 。 于 2016 年 3 月 17 日 一 3 月 25 日 招标 ,土质 为 三 类 土 ， 
余 方 要 求 外 运 ， 填 方 密实 度 要 求 达到 95%. 根据 工程 图 纸 及 招标 工程 量 清单 ， 编 制 该 土石 
方 工程 的 投标 报价 。 本 工程 风险 费用 暂 不 考虑 ， 农 民工 工伤 保险 费 、 危 险 作业 意外 伤害 保 
险 费 暂 不 考虑 ， 本 工程 无 创 标 化 工程 要 求 ， 本 工程 不 得 分 包 ， ,本 унижая. Ет, 
工程 量 清单 计价 (投标 报价 ) 的 关键 是 Адна Rara 首先 要 确定 施工 
方案 ， 从 而 确定 各 清单 项 目的 组 合 | 六 容 对 应 的 定额 计算 规则 计算 
定额 (报价 ) 工 程 量 ， PETERIN URTEREN -费用 定额 》 (2010 版 ) 确 定 管理 
$. ИНК, MEAT М И 后 计算 各 清单 项 目的 综合 单价 。 然 
后 根据 《浙江 省 建设 工 和 Т. 的 费用 计算 程序 计算 分 部 分 项 工程 量 清 
wann mewan жел 规 费 、 税 金 ， 最 后 合计 得 到 工程 造价 。 
1. 确定 施工 方案 
i ans 
2 人 村 半价、 ие 
同 土石 方 工程 定额 计量 与 计价 实例 ， 即 【 
3. 确定 清单 项 目 组 工作 内 容 5052 
参照 《 浙 катет РЫ — usan, нат 工程 实际 情况 ， 根 据 
工程 施工 方案 确定 各 清单 项 目的 组 合 工作 内 容 ， 并 确定 套用 的 定额 子 目 ， 见 表 9-6。 
4. 计算 各 组 合 工作 内 容 的 定额 (报价 ) 工 程 量 
按照 相应 的 定额 计算 规则 计算 各 组 合 工作 内 容 的 工程 量 ， 即 报价 工程 量 ， 见 表 9-6。 
































#96 清单 项 目 组 合 工作 内 容 及 其 定额 (报价 ) 工 程 量 表 































清单 项 目 组 合 工作 内 容 定额 子 目 报价 工程 量 /m” 

т 人 工控 土方 (三 类 士 ) 1-2 102.05 

挖 一 般 土方 (三 类 土 
MERI) | 挖掘 机 挖 土 并 装 车 (三 类 土 ) 1-60 1 938.98 
ЖО; | 机 动 翻 斗 车 运 士 ( 运 距 180m 内 ) 1-32 1 351.24 
| 填 士 压路机 碾 压 密实 1-82 1 174.99 
余 方 弃 置 ( 运 距 5km) “| 自 卸 车 运 士 ( 运 距 5km) 1-68+1-69x4 689.79 
大 型 机 械 进 出 场 [im 以 内 挖掘 机 场 外 运输 3001 1 台 次 











大 型 机 械 进 出 场 





压路机 场 外 运输 3010 1 台 次 





5. 计算 分 部 分 项 清单 各 清单 项 目的 综合 单价 
填 表 计算 分 部 分 项 工程 量 清单 各 清单 项 目的 综合 单价 ， 见 表 9-7。 
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如 清单 项 目 挖 一 般 土 方 (三 类 土 ) 综 合 单价 组 成 中 的 各 项 费用 计算 如 下 : 
J Ta- 531.60x1.0205+192.00x1.93898 、0 52( 元 ) 
2041.03 
ин 0.00 1.020 5 + 0.00<1.93898 
2041.03 
0.00х1.0205+3 620.08х1.938 98 Б 
paga = 9010205 t3 620 08133898 „ще 
2 041.03 




















= 0.00(7ú) 








136.32x 1.020 5 + 762.42 x 1.938 98 _ 
企业 管理 费 - =0.79 
企业 管理 费 2041.03 09 
或 ， 企 业 管 理 费 =(0.52+3.44)x20% = 0.79( 元 ) 
,68.16x1.020 5+381.21х1.938 98 Е А 
J= = 0.40 
利润 ТУЯ (20) Ф 


/ 
或 ， 利润 =(0.5243.44)x10% = 0.40( 元 ) AS 























风险 费用 =0.00 
综合 单 иона ) 
в. 计算 分 部 分 项 工程 量 清单 项 目 费 OA 
填 表 计算 分 部 分 项 工程 量 清单 项 目 费 ， 见 表 9-8。 

AN 
表 9-8 ава 工程 量 清单 与 计价 表 
单位 及 专业 工程 名 称 ， 某 市 风华 路 填 广 还 > >x 第 1 页 共 1 页 





十 
04010300200 


本 页 


45 112.81 | 6 179.53 | 28 481.49 


KP: (1) 综合 单价 根据 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 计算 表 填 写 。 
(2) 分 部 分 项 清单 项 目 项 目 合 价 = 分 部 分 项 工程 量 清单 项 目的 工程 数量 x 综合 单价 (9-1) 
(3) 分 部 分 项 清单 项 目 费 = 三 分 部 分 项 工程 量 清单 项 目 合 价 (9-2) 
7. 计算 施工 技术 措施 清单 项 目 综合 单价 
施工 技术 措施 项 目 综合 单价 的 计算 方法 与 分 部 分 项 工程 量 清单 项 目 综合 单价 的 计算 方 
法 相同 。 
本 道路 土方 工程 施工 技术 措施 考虑 大 型 机 械 进 出 场 ， 主 要 是 lm 以 内 的 履带 式 挖掘 机 
1 个 台 次 、 压 路 机 1 个 台 次 ， 其 综合 单价 计算 见 表 9-9。 
8. 计算 施工 技术 措施 项 目 清单 费 
施工 技术 措施 项 目 清单 费 = (技术 措施 清单 项 目的 工程 数量 x 综 合 单价 ) — (9-3) 
施工 技术 措施 项 目 清单 费 见 表 9-10。 
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9. 计算 施工 组 织 措 施 项 目 清单 费 
各 项 施工 组 织 措施 项 目 费用 = 取 费 基数 x 施 工 组 织 措施 费 率 (9-4) 
施工 组 织 措施 项 目 清单 费 = 工 ( 取 费 基数 x 各 项 施工 组 织 措施 费 率 ) (9-5) 
取 费 基数 为 分 部 分 项 清单 项 目 中 的 人 工 费 、 机 械 费 与 施工 技术 措施 清单 项 目 中 的 人 工 
费 、 机 械 费 之 和 。 
取 费 基数 =6 179.53+28 481.49+731+2 646.54=38 038.56( 元 ) 
本 道路 土方 工程 各 项 施工 组 织 措施 费 费 率 按 《 浙 江 省 建设 工程 施工 费用 定额 》(2010 
版 ) 规 定 的 费 率 范围 中 值 计 取 。 
施工 组 织 措施 费 计 算 见 表 9-11。 


































































表 9-11 措 组 织 施 项 目 清单 与 计价 表 y 
单位 及 专业 工程 名 称 : 某 市 风华 路 土方 工程 
项 目 名 称 


ameme wn 
Eam | он | 


5 789.47 


10. 计算 其 他 项 目 
本 道路 土方 2.25 也 项 目 暂 不 考虑 ， эд 自 清单 费 为 0 元 。 


17; Ма» 金 ， 并 计算 工程 
2 规 费 = = ЖИ (9-6) 


税金 =( 分 部 分 项 清单 项 目 费 + 措 施 项 目 清单 费 + 其 他 项 目 清 单 费 + 规 费 )x 费 率 (9-7) 
工程 造价 = 分 部 分 项 清单 项 目 费 + 措 施 项 目 清 单 费 + 其 他 项 目 清 单 费 + 规 费 + 税 金 (9-8) 
本 道路 土方 工程 造价 计算 见 表 9-12。 





表 9-12 单位 (专业 ) 工 程 投标 报价 计算 表 
单位 及 专业 工程 名 称 ， 某 市 风华 路 土方 工程 第 1 页 共 1 页 














费用 名 称 






HM AZ 金额 /元 





工程 量 清 单 分 部 分 项 工程 费 工 (分 部 分 项 工程 量 x 综 合 单价 ) 45 112.81 
其 中 |1， 人 工 费 + 机 械 费 工 ( 分 部 分 项 人 工 费 + 分 部 分 项 机 械 费 ) 34 661.02 





| 措施 项 目 费 








| 
(tC) | 12 317.64 
| 











2.1 (ЕЙ 施工 技术 措施 项 目 费 三 (技术 措施 项 目 工 程 量 x 综合 单价 ) 6 528.17 
其 中 |2. 人 工 费 + 机 械 费 工 ( 技 措 项 目 人 工 费 + 技 措 项 目 机 械 费 ) 3 377.54 
(二 ) 施工 组 织 措施 项 目 费 3+4+5+6+7+8 5 789.47 





续 表 
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序号 费用 名 称 计算 公式 金额 /元 
3. 安全 文明 施工 费 (1+2)x10.61% 4035.89 
4. 施工 扬尘 污染 防治 增加 费 (1+2)x2.00% 760.77 
5. 工程 定位 复 测 费 (1+2)x0.04% 15.22 
6. 夜间 施工 增加 费 (1+2)x0.03% 11.41 
7. 已 完工 程 及 设备 保护 费 (1+2)x0.04% 15.22 
8. 行车 、 行 人 干扰 增加 费 (1+2)х2.50% 950.96 
三 “| 其 他 项 目 费 = 0.00 
四 “| 规 费 9+10 2776.81 
9. 排污 费 、 社 保费 、 公 积 金 (1+2)x7.30% 2776.81 
10. 农民 工 工伤 保险 费 = 0.00 
五 “| 和 危险 作业 意外 伤害 保险 费 pas / 0.00 
六 “| 税金 (一 + 二 + 三 + 四 + 五 )x377 2153.61 
七 “| 合计 62 360.87 
ж 
Ў 特别 提示 
从 上 述 土石 方 工程 的 计算 过 程 可 以 得 出 : 如 果 


定额 相同 ， 人 材 机 的 单价 相同 由 组 织 措施 项 目 、 企 业 管 


率 相同 ， 则 两 种 模式 的 计算 结 淆 是 相同 的 。 这 也 说 


ARRIRA HARE 上 是 相同 的 。。 O 


45 
puanga An. ayapa 
жй 
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NO 人 DA 
/ C 思考 题 与 习题 》 


、 简 答题 


市 政 土 石 方 工程 设置 了 哪 几 个 分 部 分 项 清单 项 目 ? 


利润 、 风 险 等 各 项 费用 的 费 


НИХ. 清单 计价 模式 下 建 


清单 项 目 中 的 挖 沟 档 土 方 、 挖 基 坑 土方 、 挖 一 般 土 方 应 如 何 区 分 ? 


挖 一 般 土方 清单 项 目的 工程 量 计算 方法 有 哪些 ? 


挖 一 般 土 方 清单 项 目 与 相应 定额 子 目的 工程 量 计算 规则 相同 吗 ? 
挖 沟 槽 ( 基 坑 ) 土 方 时 ， 因 放 坡 、 工 作 面 增加 的 土方 量 如 何 处 理 ? 


挖 沟 楼 土方 清单 项 目 通常 包括 哪些 组 合 工作 内 容 ? 
清单 计价 模式 下 ， 工 程 造价 计算 的 基本 步骤 是 什么 ? 
如 何 确 定 清单 项 目的 组 合 工 作 内 容 ? 


二 、 计 算 题 
已 知 Y2 ~ ҮЗ 雨水 管道 , 管 径 为 D500, 采用 钢筋 混凝土 承 插 管 、135° 钢筋 混凝土 条 形 
基础 ， 基 础 结构 如 图 9.2 所 示 。 该 段 管 道 沟 槽 采用 大 开 挖 施工 ， 已 知 Y2 处 原 地 面 标高 为 


ж Өс Есе гіш Ере 





4.000т, ЖА 529 1.500m ; ҮЗ 处 原 地 面 标高 为 3.800m, 沟 槽 底 标 高 为 1.410m, Ү2- 
ҮЗ 管 段 长 30m。 


АЕ АЕА ЖЕЗ, ЗЕ А, 30cm 用 人 工 辅助 清 底 ， 土 质 类 别 为 三 类 
土 。 试 计算 : 

(1) 该 管道 沟 槽 开 挖 的 定额 工程 量 。 

(2) 该 管道 沟 模 开 挖 的 清单 工程 量 。 

(3) 该 清单 项 目 “ 挖 沟 模 土 方 (三 类 土 、 挖 深 4m 内 )” 的 综合 单价 ， 人 、 材 、 机 单价 按 
2010 版 预算 定额 取 定 ， 各 项 费 率 自行 考虑 。 





80 208 66 
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1. 道路 工程 清单 项 目的 工程 量 让 

2. 道路 工程 招标 工程 量 清和 у ка L 

3. 道路 工程 清单 计价 (投标 报价 ) 的 步 又、 方法、 要 a 

YA ҳм.“ 
Ае 
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某 道路 工程 ， 长 200m， 道 路 横断 面 为 4m 人 行道 +18m 车 行道 +4m 人 行道 ， 车 行道 采 
用 水 泥 混凝土 路 面 ， 路 面板 块 划分 示意 图 、 伸 缩 缝 结构 图 如 下 。 计 算 水 泥 混 凝 土路 面 的 相 
关 清单 工程 量 、 定 额 工程 量 。 清 单 工程 量 、 定 人 额 工程 量 相等 吗 ? 有 什么 区 别 ? 
жан 


suni 


E (a) 缩 颖 结构 图 
Е ”10cm 长 范围 涂 沥青 
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道路 工程 分 部 分 项 清单 项 目 


《市 政工 程 工程 量 计算 规范 》(GB 50587 一 2013) 附 录 В 道路 工程 中 ， 设 置 了 5 个 小 节 
80 个 清单 项 目 ，5 个 小 节 分 别 为 : 路基 处 理 、 道 路 基层 、 道 路 面 层 、 人 行道 及 其 他 、 交 通 
管理 设施 。 

1. 路 基 处 理 

本 节 主 要 按照 路 基 处 理 方式 的 不 同 ,设置 了 23 个 清单 项 目 : 预 压 地 基 、 强 夯 地 基 、 振 
冲 密 实 (不 填料 )、 挨 石灰 、 挨 干 土 、 挨 石 、 抛 石 挤 淤 、 袋 装 砂 井 、 塑 料 排水 板 、 振 冲 密实 ( 填 
料 )、 砂 石柱 、 水 泥 粉 煤 灰 碎 石 柱 、 深 层 水 泥 搅拌 柱 、 粉 喷 柱 、 高 压 水 泥 旋 喷 桩 、 石 灰 桩 、 
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灰 土 挤 密 桩 、 柱 锤 冲 扩 桩 、 地 基 注 浆 、 袜 垫 层 、 土 工 合成 材料 、 排 ( 截 ) 水 沟 、 盲 沟 

2. 道路 基层 

本 节 主 要 按照 基层 材料 的 不 同 ， 设 置 了 16 个 清单 项 目 : 路 床 ( 槽 ) 整 形 、 石 灰 稳 定 土 、 
水 泥 稳定 土 、 石 灰 粉 煤 灰 土 、 石 灰 碎 石 土 、 石 灰 粉 煤 灰 碎 ( 砾 ) 石 、 粉 煤 灰 、 矿 渣 、 砂 砾石 、 
卵石 、 碎 石 、 块 石 、 山 皮 石 、 粉 煤 灰 三 酒 、 水 泥 稳 定 碎 ( 砾 ) 石 、 沥 青 稳定 碎 石 。 

3. 道路 面 层 

本 节 主 要 按照 道路 面 层 材料 的 不 同 ， 设 置 了 9 个 清单 项 目 : 沥青 表面 处 理 、 沥 青 贯 入 
式 、 透 层 粘 层 、 封 层 、 黑 色 碎 石 、 沥 青 混凝土 、 水 泥 混凝土 、 块 料 面 层 、 弹 性 面 层 。 

4. 人 行道 及 其 他 

本 节 主 要 按照 道路 附属 构筑 物 的 不 同 ， 设 置 了 8 个 清单 项 目 : 人 行道 整形 碾 压 、 人 行 
道 块 料 铺设 、 现 浇 混 凝 土 人 行道 及 进口 坡 、 安 砌 侧 ( 平 、 =. те 缘 ) 石 、 检 查 井 
升降 、 树 池 砌 筑 、 预 制 电缆 沟 铺设 。 


5. 交通 管理 设施 SN 
































本 节 按 不 同 的 交通 管理 设施 设置 了 24 
6. 其 他 
除 上 述 分 部 分 项 清单 项 目 以 外 ， иды? 包括 《市 政工 程 工程 量 计 算 规 范 》(GB 


50587 一 2013) 附 录 A 土石 方 工程 、J [ 程 审 的 有 关 分 部 分 项 清单 项 目 。 如 果 是 改建 道 
路 工程 ， 还 包括 附录 K 拆除 工程 中 的 部 分 项 清单 项 目 。 


道路 工程 的 土石 方 工程 清 i 主要 有 : 挖 一 一 般 石 方 、 回 填 方 、 余 方 
道路 工程 ое 主要 有 : анін Тс 构件 钢筋 、 钢 筋 网 片 。 
改建 道路 工程 的 拆除 程 清单 项 目 主 : ЕЙТЕ. 拆除 人 行道 、 拆 除 基 层 、 铣 刨 

路 面 、 ем, (оя. ЕЕ АЕ 水 电 杆 等 。 

м) 























Р] 
































各 清单 项 k、 项 目 编码 、 项 目 特征 、 计 量 单位 、 工 程 量 计算 规则 、 工 作 内 容 、 可 
组 合 的 主要 内 容 、 对 应 的 定额 子 目 可 参见 本 书 附 录 。 





道路 工程 分 部 分 项 清单 项 目 工程 量 计算 规则 


1. 路 基 处 理 

路 基 处 理 方法 不 同 ， 清 单项 目 工程 量 计算 规则 及 工程 量 计量 单位 不 同 。 

(1) 预 压 地 基 、 强 夯 地 基 、 振 冲 密实 (不 填料 )、 土 工 合成 材料 : 按 设计 图 示 尺 寸 以 加 固 
面积 计算 ， 计 量 单位 为 m 

(2) PERK, PTFE PE. WERI: 按 设 计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 ， 计 量 单位 为 me 

(3) 袋 装 砂 井 、 塑 料 排水 板 、 排 ( 截 ) 水 沟 、 言 沟 : 按 设计 图 示 尺 寸 以 长 度 计算 ， 计 量 单 
位 为 m。 

(4) 深层 水 泥 搅 拌 桩 、 粉 喷 桩 、 高 压 水 泥 旋 喷 桩 、 石 灰 桩 、 灰 土 挤 密 桩 、 柱 锤 冲 扩 桩 : 
按 设 计 图 示 尺寸 以 桩 长 (包括 桩 尖 ) 计 算 ， 计 量 单位 为 m。 

(5) 振 冲 密实 (填料 ): 按 设计 图 示 尺 寸 以 桩 长 计算 ,计量 单位 为 m; 或 者 按 设 计 桩 截面 
乘 以 桩 长 以 体积 计算 ， 计 量 单 位 为 m°. 
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(6) 砂 石 桩 : 按 设 计 图 示 尺 寸 以 桩 长 (包括 桩 尖 ) 计 算 ， 计 量 单位 为 m; 或 者 按 设 计 桩 截 
面 乘 以 桩 长 (包括 桩 尖 ) 以 体积 计算 ， 计 量 单位 为 m°. 

(7) 地 基 注 浆 : 按 设 计 图 示 尺 寸 以 深度 计算 ， 计 量 单位 为 m; 或 者 按 设 计 图 示 尺 寸 以 
加 固体 积 计 算 ， 计 量 单位 为 mi。 

(8) 福 垫 层 : 按 设计 图 示 尺 寸 以 铺设 面积 计算 ， 计 量 单位 为 m?， 或 者 按 设 计 图 示 尺 十 
以 铺设 体积 计算 ， 计 量 单位 为 m°. 

2. 道路 基层 

(Т) 路 床 ( 槽 ) 整 形 : 按 设 计 道路 底 基 层 图 示 尺 寸 以 面积 计算 ， 不 扣除 各 类 井 所 占 面积 ， 
计量 单位 为 m°, 

[B 10-1] 某 道 路 工程 采用 水 泥 混 凝 土路 面 ， 现 施工 K0+000- K0+200 段 ， 道 路 平面 
图 、 横 断面 图 如 图 10.1 所 示 ， 试 计算 其 路 床 整形 清单 工程 量 。 № 

М 


«ХХ 


























K0+000 
K0+200 








4x350=1 400 >” 200 
s — 











(b) 道路 横断 面 图 (单位 : ст) 


图 10.1 水 泥 混凝土 道路 平面 、 横 断面 图 


【 解 】 路 床 宽度 =14+2x(0.2+0.1+0.4)=15.4(m) 
路 床 长 度 =200m 
路 床 整形 清单 工程 量 =15.4x200=3 080(ш?) 

ГИ 10-2] 某 道 路 工程 采用 水 泥 混 凝 土路 面 ， 现 施工 K0+000 ~K0+200 段 ， 道 路 平面 
图 、 横 断面 图 如 图 7.1 所 示 ， 试 计算 其 路 床 整形 定额 工程 量 。 

【 解 】 根 据 《浙江 省 市 政工 程 预算 定额 》(2010 版 ) 第 二 册 《 道 路 工程 》 工 程 量 计算 规则 
规定 ， 路 床 整形 碾 压 宽度 按 设计 道路 底层 宽度 加 加 宽 值 计算 ， 加 宽 值 无 明确 规定 时 ， 按 底 
层 两 侧 各 加 25ст 计算 。 

路 床 宽 度 =[14+2x(0.2+0.1+0.4)]+2x0.25=15.9(m) 

路 床 长 度 =200m 

路 床 整 形 定额 工程 量 =15.9x200=3 180(m?) 
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/YR 特别 提示 


从 上 述 计算 可 知 , 由 于 路 床 整 形 项 目 清单 工程 量 计 算 规则 与 定额 工程 量 计算 规则 不 同 ， 
其 清单 工程 量 与 定额 工程 量 是 不 同 的 。 


(2) 道路 基层 。 
不 同 材料 的 道路 基层 ， 工 程 量 计算 规则 相同 ， 均 按 设 计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 ， 不 扣除 
各 种 井 所 占 面积 ， 计 量 单位 为 m?。 


ИЖ 特别 提示 


道路 基层 设计 截面 为 梯形 时 ， 应 按 其 截面 平均 宽度 计算 面积 ,并 在 项 目 特征 中 对 截面 
参数 加 以 描述 。 Ç 


Poa 
СИ 10-3] 某 道 路 工程 采用 水 泥 混 凝 土路 面 ， 现 施工 代 兴 000 ~K0+200 段 ， 首 路 平面 
图 、 横 断面 图 如 图 7.1 所 示 ， 试 确定 其 基层 清单 项 月 目 编码 并 计算 清单 工程 量 。 
【 解 】 本 例 有 两 层 基层 ， 基 层 材料 、 厚 度 不 同和 < 由 2 个 道路 基层 的 清单 项 目 。 
(1) 项 目 名 称 :水 泥 稳定 碎 石 道路 基层 、 WN 
项 目 特征 : 厚度 30cm、 水 泥 含量 6% 4,9% 
项 目 编码 : 040202015001 S _ 
WATER: жаз ЮЖ зом , 
ЖЕЗ Ж-200т ХХ 
稳 基 层 工 程 量 -14.4x одат?) 
(2) Янай: ДЖЕ o < 
项 目 特征 : 厚度 40em、 1: а 
янау 202013001 < 
清单 工程 量 计算 : ЖЕЖЕНКИРНЯ-14+2х0.2+2х0,1+2х0.2=15.0(т) 
塘 漆 基层 长 度 =200m 
塘 洁 基层 工程 量 =15.0x200=3 000(m?) 





3. 道路 面 层 
不 同 材料 的 道路 面 层 ， 工 程 量 计算 规则 相同 ， 均 按 设 计 图 示 面 层 尺寸 以 面积 计算 ， 不 
扣除 各 种 井 所 占 面积 ， 带 平 石 的 面 层 应 扣除 平 石 所 占 面 积 ， 计 量 单位 为 m°, 


ға 特别 提示 


水 泥 混凝土 路 面 中 的 传 力 杆 、 拉 杆 及 角 隅 加 强 钢筋 的 制作 、 安 装 均 不 包括 在 “水 泥 混 
凝 土 道路 面 层 ”清单 项 目 中 ， 应 按 “ 钢 筋 工 程 ”中 的 相关 项 目 编码 列 项 。 


[4110-41 某 道 路 工程 采用 水 泥 混 凝 土路 面 ， 现 施工 K0+000 ~ K0+200 段 ， 道 路 平面 
、 横 断面 图 如 图 10.1 所 示 ， 试 计算 其 面 层 清单 工程 量 。 
【 解 】 面 层 宽度 =14m 
面 层 长 度 =200m 
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面 层面 积 =14x200=2 800(п?) 
[4110-51 某 道路 工程 采用 沥青 混凝土 路 面 ， 现 施工 K0+000~K0+200 段 ， 道 路 平面 








图 、 横 断面 图 如 图 10.2 所 示 ， 试 计算 其 面 层 清单 工程 量 。 





























£ 
5 
я 
Е 
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ci 


K0+000 
K0+200 


(a) 道路 半 面 图 
200 4х350-1 400 200 








XY 道路 横断 面 图 (单位 :em) 

иә тилга, айй 
【 解 】 а 13(m) хх 
її K A200 А „у 


fi БЫШ 90518 200-2 60002) K 
4. ЛЯ 5 侧 石 及 其 他 
(1) 人 行道 整形 碾 压 : 按 设 计 人 行道 图 示 尺 寸 以 面积 计算 ， 不 扣除 侧 石 、 树 池 和 各 类 
井 所 占 面积 ， 计 量 单位 为 m?。 


ЎА 特 别提 示 


人 行道 整形 碾 压 项 目 清单 工程 量 计算 规则 与 定额 工程 量 计算 规 则 不 同 ， 定 额 工程 量 计 
算 时 要 计 入 加 宽 值 ， 清 单 工程 量 计算 时 不 考虑 加 宽 。 

(2) 人 行道 块 料 铺设 、 现 浇 混 凝 土 人 行道 及 进口 坡 : 按 设 计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 ， 不 
扣除 各 种 井 所 占 面 积 ， 但 应 扣除 侧 石 、 树 池 所 占 面 积 ， 计 量 单位 为 m°. 

[4110-61 某 交 叉 道路 如 图 10.3 所 示 ， 两 条 道路 斜 交 ， 交 角 为 60" ， 已 知 交叉 口 一 侧 
人 行道 外 侧 半 径 Ri=12m， 人 行道 内 侧 半径 Rj=9m， 人 行道 宽 3m, 侧 石 宽 15ст, АНЯ 
叉 口 转弯 处 该 侧 人 行道 面积 。 

【 解 】 该 侧 转 弯 处 人 行道 实际 铺设 宽度 =3-0.15=2.85(m) 


ed _(12+9) 60° _ 
人 行道 设计 长 度 > о" 11.00(m) 
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该 侧 转弯 处 人 行道 面积 =2.85x11=31.35(m2) 
(3) 安 砌 侧 ( 平 、 缘 ) 石 、 现 浇 侧 ( 平 、 缘 ) 石 : 按 设 计 图 示 中 心 线 长 度 计 算 ， 计 量 单位 














为 m。 
O 知识 链接 
平 侧 石 工程 量 计算 方法 如 下 。 
(1) 直线 段 : 
平 侧 石 长 度 = 设计 长 度 (10-1) 
设计 长 度 等 于 道路 中 线 长 度 ， 按 道路 平面 图 桩 号 计算 。 
(2) 交叉 口 转 这 处 (计算 至 切 点 ): | 
平 侧 石 长 度 = 设计 长 度 < (10-2) 
9 图 10.4 所 示 。 


设计 长 度 按 转弯 处 圆 弧 长 度 计算 ， г 
半径 ККЖ АВ Аз 


+ в, ЕЕ С SSS л ҚЫ, 


上 两 式 中心 单 位 以 度 (* ) 计 ， са MÆ Х КА=АВ+СО+ЕЕ+СН. 


2 























#103 某 交 叉 道路 示意 图 图 10.4 交叉 口 转弯 处 平 侧 石 长 度 计算 示意 图 


(4) 检查 井 升降 : 按 设 计 图 示 路 面 标高 与 原 有 的 检查 井 发 生 正 负 高 差 的 检查 井 的 数量 
计算 ， 计 量 单位 为 座 。 

(5) 树 池 砌 筑 : 按 设 计 图 示 数 量 计算 ， 计 量 单位 为 个 。 

(6) 预制 电缆 沟 铺设 : 按 设 计 图 示 中 心 线 长 度 计算 ， 计 量 单位 为 m。 

5. 交通 管理 设施 

(1) ЛОЗЕ. (Ее. 按 设 计 图 示 数 量 计算 ， 计 量 单位 为 座 
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(2) BARFE RAPE. ЖЕ, ЕРІНІ Ж. ЖӘЕ. 按 设计 图 示 数 量 计 算 ， 
计量 单位 为 m。 

(3) 标杆 、 警 示 柱 : 按 设 计 图 示 数 量 计算 ， 计 量 单位 为 根 。 

(4) 标志 板 : 按 设 计 图 示 数 量 计算 ， 计 量 单位 为 块 。 

(5) 视线 诱导 器 : 按 设计 图 示 数 量 计算 ， 计 量 单位 为 只 

(6) 标 线 : 按 设计 图 示 长 度 计算 ， 计 量 单位 为 m; 或 者 ， 按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 ， 
计量 单位 为 m, 

(7) 标记 : 按 设计 图 示 数 量 计算 ， 计 量 单位 为 个 ;或 者 ， 按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 ， 
计量 单位 为 m°, 

(8) 横道 线 、 清 除 标 线 : 按 设 计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 ， 计 量 单位 为 m 。 

(9) . 防 撞 简 ( 墩 )， 按 设计 图 示 数 量 计算 ， ee 

(10) 信号 灯 、 数 码 相 机 、 道 闸 机 、 可 变 信息 情报 板 : 示 数 量 计算 ， 计 量 单位 

(11) 设备 控制 机 箱 、 监 控 摄 像 机 : е ， 

(12) 交通 智能 系统 调试 : Wy 量 单位 为 系统 。 


TE 了 道中 工程 技术 并 让 清 项 目 下》 
党 ed ， 道 路 了 3 可 能 有 以 下 技术 措施 清音 
Х 





根据 道路 工程 的 特点 





项 目 。 AYN Ç 
1， 大 型 机 械 设备 及 安 拆 
程 量 按 使 用 机 械 役 问 的 数量 计算 ， 计 量 音 ë, 
Айше, 机械 的 进 вл, yA 结合 工程 的 实际 情况 、 结 合 工程 的 施工 组 


织 设 计 确定 。 

2. 其 他 现 浇 构 件 模板 
工程 量 按 混 凝 土 与 模板 接触 面积 计算 ， 计 量 单位 为 m?。 

其 他 现 浇 构件 模板 包括 道路 工程 中 的 水 泥 混凝土 道路 面 层 的 模板 、 现 浇 混 凝 土 人 行道 
模板 、 现 浇 侧 混凝土 平 ) 石 模板 、 现 浇 侧 ( 平 ) 石 坞 境 混 凝 土 模板 等 。 

3. 便道 

工程 量 按 设 计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 ， 计 量 单位 为 m?。 

















【 例 10-7】 某 市 风华 路 道路 工程 ,为 城市 次 干道 ， 于 2016 年 3 月 10 日 一 3 月 16 日 进 
行 工程 招 投标 活动 。 风 华 路 起 旋 桩 号 为 0+560 ~ 0+800, PHF 0+630 处 与 风情 路 正 交 ， 风 
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ШІ wareamsinces=m 


情 路 实施 至 切 点 外 20m， 风 华 路 路 幅 宽 为 34m， 风 情 路 路 幅 宽 26m， 详 见 图 5.9 道路 平面 
图 5.10 道路 标准 横断 面 图 。 风华 路 道路 结构 层 采 用 沥青 混凝土 面 层 、 粉 煤 灰 三 渣 基层 、 
FERE, 详 见 图 5.11 道路 结构 图 ， 风 情 路 道路 结构 同 风华 路 。 已 知 该 道路 工程 挖 方 量 为 
2 900m3， 填 方 量 为 1 200m*， 土 质 类 别 为 三 类 土 。 

根据 工程 图 纸 ， 编 制 该 道路 工程 的 招标 工程 量 清单 。 

[#Z] 1. 根据 施工 图 纸 ， 依 据 《 市 政工 程 工程 量 计算 规范 》(GB 50857—2013), 4% 
《浙江 省 建设 工程 工程 量 清单 计价 指引 》( 市 政工 程 )， 确 定 分 部 分 项 清单 项 目的 项 目 名 称 、 
项 目 特征 、 项 目 编码 ， 并 计算 其 清单 工程 量 ， 见 表 10-1。 

该 道路 工程 的 基础 数据 的 计算 同 【 例 5-161. 


#101 分 部 分 项 清单 项 目 及 其 工程 量 计算 表 ~ 






































































































序 分 部 分 项 清单 项 i = 

EEIE 项 4 i еш 
= ”项 目 编码 Eos TBE Кя тев 
1 [040101001001 | 控 一 般 土方 = 类 十 | 2900 








1200 


2 040103001001 | 回填 方 


040103002001 | 余 方 弃置 SB: 900-1 200x1.15 1520 


3 к 6 737.40+1 167.36x 
2 路 床 整形 车 行道 Ni 2 29 
4 |040202001001 m к ранны 7612.92 
XY [6737.40+1 167.36 
5 |040202013001 | 山 皮 石 基层 Јо еар О | 7379.45 
(0.15+0.1+0.1+0.2) 
[| җе т 













6 737.40+1 167.36х 
6 931.96 






6 |040202014001 suy n 95 (0.15+0.1)x 20 

- 30 
04020300300N 透 层 乳化 沥 量 1. .40-1 167.36x0.3 | 6387.19 
040203003002 1); 乳化 沥 2kg/m° ў 12 774.38 
040203006001 |; 凝 土 面 层 s 同 透 层 油 面积 6 387.19 
040203006002 |W FF IE? 1 5 同 透 层 油 面 6 387.19 
040203006003 6387.19 














同 基础 数据 中 的 人 行 
12|040204001001 | 人 行道 整形 碾 压 | 人 行 i 5" EEREN 1554.27 





250mmx250mmx50mm 人 行 
道 板 人 字 纹 安装 、3cm 厚 
M7.5 水 泥 砂浆 12cm 厚 C15 
混凝土 基础 
15mmx37mmx100mm СЗ0 










13|040204002001 | 人 行道 块 料 铺设 1 554.27-522.80x0.15 | 1 475.85 











14| 040204004001| 安 砌 侧 石 522.80+644.56 1167.36 








15|040204004002 | 安 砌 平 石 522.80+644.56 1 167.36 
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. 根据 工程 图 纸 、 结 合 相关 的 施工 技术 规范 要 求 及 常规 的 施工 方法 ， 确 定 施工 技术 措 











ния 、 项 目 特征 、 项 目 编码 ， 并 计算 其 清单 工程 量 ， 见 表 10-2。 
表 10-2 施工 技术 措施 清单 项 目 及 其 工程 量 计算 表 











措施 
项 目 编码 КЕБЕП 项 目 特征 
ін 


其 他 现 浇 构件 模板 | 粉 煤 灰 三 : 


计量 


单位 

















计算 公式 тев 






- ШЕ 


041102037001 : 潭 基层 1 167.36x0.3 350.21 


27xl 
(240+240-60+ к 7х2 











2 | 041102037002 | 其 他 现 浇 构 件 模板 | 人 行道 混凝土 基础 61.61 
+20x2)x0.12 
机 械 设备 进出 Е 
3 | 041106001001 тонош 1m 履带 式 挖掘 机 1 
场 及 安 拆 Y > 
大 型 机 械 设备 进出 |90kW 内 履带 式 推 | 。. JS 


041106001002 上 机 









大 型 机 械 设 备 进出 





041106001002 

















3. 根据 工程 实际 情况 ， 确定 施工 4 Ж 施 清单 项 目的 项 目 名 称 、 项目 编 码 
#103 кни 


项 目 编码 组 织 措施 清单 项 目 名 称 
Говно |на | 
ie © = 


Ата —— 
T | 





F: 
ss 


4. 编制 本 工程 的 招标 工程 量 清单 ， 见 表 10-4- Ж 10-9. 


表 10-4 ”招标 工程 量 清单 封面 
某 市 风华 路 道路 工程 





工程 量 清 单 


工程 造价 
жж A: W 询 人 : 





(单位 盖 章 ) (单位 资质 专用 章 ) 
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法 定 代 表 人 法 定 代表 人 
或 其 授权 人 : 或 其 授权 人 : 
(签字 或 盖 章 ) (签字 或 盖 章 ) 
编 М Л: м É Л: 
(造价 人 员 签字 盖 专 用 章 ) (造价 工程 师 签字 盖 专 用 章 ) 
编制 时 间 : 复核 时 间 : 


表 105 ”招标 工程 量 清单 总 说 明 


总 说 明 Z 
$ Г Ж 


工程 名 称 ， 某 市 风华 路 道路 工程 < 


第 1 页 共 1 页 





一 、 工 程 概况 及 工程 量 清单 编制 


某 市 风华 路 道路 工程 ， 为 城市 次 干道 ， аллы Ж) Жағы. 于 桩 号 0+630 处 与 风情 路 





F 20m， 风 华 路 路 幅 宽 为 34m 风情 路 路 幅 宽 26m。 风 华 路 道路 结构 层 采用 源 
2. НЕ, ЛУ $ 寺 构 同 风华 路 。 





1. сват 程 工程 量 清单 计价 规范 бы 一 2013)。 
2. бип RETRE (ТӘ. УУ 
3. «рисовый 2013). жа” 
4. 市 政道 路 工程 施工 
5. шы КЕ. 
三 、 编 制 说 明 м” 
1. р жог б, 土质 类 别 为 三 类 土 。 
2. 多 余 的 堵 方 外 运 由 投标 人 自行 考虑 ， 场 内 平衡 的 土方 运输 方式 由 投标 人 自行 考虑 。 
,沥青 混凝土 、 人 行道 板 、 平 石 、 侧 石 均 采 用 成 品 。 
四 、 ЕА 
1. 本 工程 风险 费用 暂 不 考虑 ， 农 民工 工伤 保险 费 、 和 危险 作业 意外 伤害 保险 费 暂 不 考虑 ， 本 工程 无 创 
标 化 工程 要 求 ， 本 工程 不 得 分 包 ， 本 工程 无 暂 列 金 额 、 计 日 工 。 
2. 安全 文明 施工 费 按 市 区 一 般 工程 考虑 。 
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表 10-8 施工 组 织 措 施 项 目 清单 与 计价 表 
单位 (专业 ) 工 程 名 称 ; 道路 工程 -市 政 第 1 页 共 1 页 
















计算 基数 





项 目 名 称 
安全 文明 施工 费 

冬 雨季 施工 增加 费 
夜间 施工 增加 费 

已 完工 程 及 设备 保护 费 

-次 搬运 费 

行车 、 行 人 干扰 增加 费 
提前 竣工 增加 费 
工程 定位 复 测 费 
特殊 地 区 施工 增加 费 
其 他 施工 组 织 措施 费 























оо |а о |» |ы | - 






























共 1 页 





工程 名 称 ; 市政 第 1 页 














暂 列 金 额 ОЛ, 
т ул Га 
нм ао 
если т Кж” | ae | 
к» РЕ 
рж — — | | | 








注 : 本 工程 无 其 他 清单 项 目 ， 其 他 项 目 清单 包括 的 明细 清单 均 为 空白 表格 。 本 例 不 再 放 入 空白 的 明细 


清单 的 表格 。 





【 例 10-1 某 市 风华 路 道路 工程 ， 为 城市 次 干道 ， 于 2016 年 3 月 10 日 一 3 月 16 日 进 
行 工程 招 投标 活动 。 风 华 路 起 旋 桩 号 为 01560 ~ 0+800， 于 桩 号 0+630 处 与 风情 路 正 交 ， 风 
情 路 实施 至 切 点 外 20m， 风 华 路 路 幅 宽 为 34m， 风 情 路 路 幅 宽 26m， 详 见 图 5.9 道路 平面 
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5.10 道路 标准 横断 面 图 。 风华 路 道路 结构 层 采 用 沥青 混凝土 面 层 、 粉 煤 灰 三 渣 基层 、 
жаза, 详 见 图 5.11 道路 结构 图 ， 风 情 路 道路 结构 同 风 华 路 。 已 知 该 道路 工程 挖 方 量 为 
2 900m， 填 方 量 为 1 200m 3， 土 质 类 别 为 三 类 土 。 
根据 工程 图 纸 和 招标 工程 量 清单 ， 试 按 清单 计价 模式 采用 综合 单价 法 编制 该 道路 工程 
的 投标 报价 。 
本 工程 风险 费用 暂 不 考虑 ， 农 民工 工伤 保险 费 、 危 险 作业 意外 伤害 保险 费 暂 不 考虑 ， 
本 工程 无 创 标 化 工程 要 求 ， 本 工程 不 得 分 包 ， 本 工程 无 暂 列 金额 、 计 日 工 。 


从 知识 链接 

清单 计价 模式 下 编制 投标 报价 ， 需 根据 招标 图 纸 、 招 标 工程 量 清单 ， 结 合 工程 的 施工 
方案 进行 ， 每 个 投标 单位 考虑 的 施工 方案 不 同 、 pe “> 

本 例题 中 道路 工程 的 施工 方案 ， 与 定额 计价 模 标 报价 相同 ， 具 体 可 见 



























































【 例 5-161. 
【 解 】1. пенза, 工程 图 纸 ， 结 合 施工 方案 ， 
参考 《浙江 各 建设 工程 工程 和 清单 计价 指 ARIE), ee 
工作 内 容 ， 计 算 名 组 合 工作 内 容 的 定额 生 靶 合并 确定 其 套用 的 定额 子 目 ， 见 表 10-10。 

2. 根据 招标 工程 量 清单 中 的 施 江 捞 淋 情 施 项 目 清单 、 江 程 图 纸 ， 结 合 施工 方案 ,参考 
шкан pep 党 (市政 工程 ), . 确 深 牧 术 措施 清单 项 目的 组 合 工作 内 
容 ， > а опе ства, 并 确定 定额 子 目 ， 见 表 10-11, 














3. 确定 人 、 材 ,> 机 判定 工程 类 别 、 Ж; 硕 费 率 。 

(1) ЖЖЖ =. 价 为 120 元 “ете! 35 Л, 30mmx30mmx12mm 
C30 ЖЖ 为 13 元 im， 一 类 人 "ж 单价 为 65 元 ， 二 类 人 工 工 日 单价 为 70 元 ， 
其 他 人 、 材 、 价 按 《 浙 江 省 市 政工 程 预算 定额 》(2010 版 ) 计 取 。 

(2) 城市 次 干道 为 二 类 道路 工程 。 

(3) 企业 管理 费 、 利 润 .各 项 组 织 措施 费 的 费 率 按 & 浙 江 省 建设 工程 施工 费用 定额 2010 
版 ) 及 浙江 省 有 关 规 定 的 费 率 范围 的 低 值 计 取 ; 规 费 、 税 金 按 《 浙 江 省 建设 工程 施工 费用 定 
额 》(2010 版 ) 的 规定 计 取 。 

4. 计算 清单 计价 模式 下 ， 本 道路 工程 的 工程 造价 ， 详 见 表 10-12 ~ 表 10-24。 


306 
























































































































z-z| 16789 1 SZ0x08ZZS+LZYSS 1 HAER | 942999 1 АСНУ | 1 
161-Z| 246174869 шін Тш РЕВВА Eyes; WE) Ш6Г/889) Сулу шет RRA | 
£81-T| :mu614859 НИИ EMF (Құсы шэр | 1611859 (унш шор) ehh | 01 
941-6%641-С| 21614859 ШІН ДЫ ШР За да ус WL | 1617288 9 (УИ шог) wet | 6 
H6pl-7 | вет ZI ©х618Є 9 (аш/8у260 ERZ | ВС TI Cues 8 
— М I ши “ M) A 
"pz | 2612889 280x95491 1-0FLEL9| (аш/аотт башл | 24617082 9 ЫЛА ғ 
i Э ни ‘мир 
15-| :mof 5L9 IRC L S ' (НЕМ 
те =. ГЕНЕ, ' 2961869 | МИЯ 9 
28-1 | 24961569 @ *(1`0+1`0)» 91109714 9 Н. м чоо) 
gx00[-Z-yxI0L-Z| дерби / | (С0+1`0+1`0=61`0)х әсі оЬ 9 Sb’6LE L AW 6 
Б D h ЖЖ: 1 а Чоор) УП 
rista 
ET) EPOS | оно 91-09491 14072 ERIE БЫ 
БЛ шосе т 9171200 1-006 € күй РЕ... £ 
«3002 1 (м шоос за |, 
а ч 
5171001 
СРЯ 1 
x00Z 1-006 С 
B 
шыт мениин 1 





+ инштиызут SEE 069845 OL-OL Æ 


307 











市 政工 程 计 量 与 计价 ( 





НОЯ 





CAREFUL М (WT ИЕ 














Trox (exor жолы (9-9 +otz] 


Bs СС Зейн 





t 





A MIONE 629 ЗАВ 


VEA UDARE Е ИЕ 
(sep ear V N ARAH 


(Саус 


И 























он 


є0х9Є`/91 I :WITOSE 





Hapu: 


ST ВИТ ТЕТЕ 











ARREAK АИ СЯ 


мени 











са 















































(1544 2010-09 E l kg СШ СИС 
T H ` : Ж z 
4% АТИ 050 wuwzl| çI 
0525| uocu9l1 но a, 2 МЕЗІ 而 Е: фы $ 
DAAA ent OED шшё|хшшрехшшос хшшфехшшое) ty д (át Ж 
Let) йс 200<5170-9СІ9Г 1 ТАБЫТ ZISE th 9 ТЕГЕ шог 
(827 УШ ХТУ ЖҮР 060 шш001 | #1 
ze Z| 49519 š "ZS u 
8сс-с| Ч9Є/911 9Stf9+08ZZS| РЫА ыы үз ж 
А Ш OORA GE 
нсрсс | US8'SLP 1 170<0872< ¿CSS 1 М Я шост <. 
с rj YY unposeunugçe>unu0çz жш SIO АГ шост “жан 
` 24987611 | ЖЕ SN МШ | 1 











61-1 WOVLLI 





20558541 = ША {+ ЩИ 








ZxZIZ-Z+TIZ 298762 1 











gw 513 T SB 


ВЕТ: 





ы 
4 





үңү шшосхшщсг 
хшшосс) 39} IB A REL Y 





БЕД: ш; 











t= 中 





308 


#10: шаа o сд 





表 10-12 投标 报价 封面 
投标 总 价 
ЯН м 人: 
T Ë 名 Яо 某 市 风华 路 道路 工程 
投标 总 价 (小 写 ): 1674375 元 
(大 写 ): НАНАЧ АЕ 




















# 标 人 
(单位 盖 章 ) 

法 定 代表 人 

或 其 授 B A: 

编 制 人 

编制 时 间 ; 
К J 

[ 程 名 称 ， 某 市 风华 路 道路 工程 4 < 第 1 页 共 1 页 





$ T 概况 
某 市 风华 路 道路 工程 ， 为 城市 次 干道 ， кт 0+560~0+800, 于 桩 号 0+630 处 与 风情 路 
为 3 


正 交 ， 风 情 路 实施 至 切 # 4m， 风 情 路 Ж 26m 

ERNER H тшт Ге! К = а жыз, 风情 路 道路 结构 同 风华 路 。 
已 知 该 道路 工 а ЗАВ 1 200, EER +. 
-、 工 程 施 工 方案 
УЖ РИ Ее wanqa s. 运 距 为 5km; 场 内 平衡 的 土方 用 机 动 
回填 s. ЖЕ. 填 方 用 内 燃 密实 。 

2. НЕ SS 人 和 配合 铺 筑 。 AS 

3. иы ЖЕЕП Т.Е] РИ Э УЛА НИК, 顶 面 采用 酒水 养护 。 

4. 人 行道 基础 混凝土 采用 现场 拌和 ， 拌 和 机 设 在 桩 号 0+700 处 ， 拌 制 后 混凝土 采用 机 动 翻斗 车 运 
BRIR 混凝土 浇筑 时 支 立 钢 模 板 。 
Жїр 有 砂浆 搅拌 机 在 施工 点 就 地 拌 制 。 

-、 人 行道 板 、 平 石 、 侧 石 均 采 用 成 品 。 

上 采用 沥青 摊 铺 机 挫 铺 。 

8. 配备 以 下 大 型 机 械 :，1mi 履带 式 挖掘 机 1 台 、90kW 内 履带 式 推土机 1 台 、 压 路 机 2 台 
三 、 人 、 材 、 机 价格 取 定 

粉 煤 灰 三 渣 基层 单价 为 120 元 /m*， 塘 渣 垫 层 单价 为 35 元 /{，30mmx30mmx12mm СЗО 混凝土 平 石 
单价 为 13 元 /m， 一 类 人 工 工 日 单价 为 65 元 ， 二 类 人 工 工 日 单价 为 70 元 ， 其 他 人 、 材 、 机 单价 按 《 浙 
江 省 市 政工 程 预算 定额 》(2010 版 ) 计 取 。 
四 、 费 率 取 定 

企业 管理 费 、 利 润 、 各 项 组 织 措 施 费 的 费 率 按 《浙江 省 建设 工程 施工 费用 定额 》(2010 版 ) 及 浙江 省 
有 关 规 定 的 费 率 范围 的 低 值 计 取 ; 规 费 、 税 金 按 《浙江 省 建设 工程 施工 费用 定额 》(2010 版 ) 的 规定 计 取 。 
五 、 编 制 依据 

1.《 浙 江 省 市 政工 程 预算 定额 》(2010 版 )。 

2.《 浙 江 省 建设 工程 施工 费用 定额 》(2010 版 )。 

3. 浙 建 站 计 [2013]64 号 一 一 关于 《浙江 省 建设 工程 费用 定额 》 (2010 版 ) 费 用 项 目 及 费 率 调整 的 通知 。 






F 20m， 风 华 






1. 
翻斗 运 
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建 建 发 [2015]517 号 一 一 关于 规范 建设 工程 安全 文明 施工 费 计 取 的 通知 。 
《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2013)。 

《浙江 省 建设 工程 工程 量 清单 计价 指引 》( 市 政工 程 )。 

浙江 省 造价 管理 机 构 发 布 的 信息 价 。 





чо шь 











Ж 10-14 工程 项 目 投标 报价 汇总 : 
工程 名 称 ， 某 市 风华 路 道路 工程 第 1 页 共 1 页 









单位 工程 名 称 
1674375.13 
1674 375.13 





ii | 市 政 








1 674 375.13 


РА 
#10-15 单位 工程 投标 报 SN 


单位 (专业 ) 工 程 名 称 ， 道 路 工程 -市 政 
序号 汇总 内 容 WAAR 金额 /元 
[ 程 量 清单 分 部 分 项 工程 费 | 工 (分 部 分 闫 从 穆 量 x 综 合 单价 ) 1528 654.55 


















































其 中 |1， 人 工 费 + 机 械 费 | 二 (分 部 痪 项 从 工 费 + 分 部 分 项 机 械 费 ) 247 092.22 
-| 措施 项 目 费 ZAN 68 581.38 
21 |C) 施工 技术 措施 项 目 费 БЕЛІНЕ) 32 596.95 
其 中 |2， 人 工 费 + 机 械 费 >C Л ( 技 措 项 目 人 工 费 t 斤 错 项 目 机 械 费 ) 17 499.12 
22 |C) 施工 组 织 措施 项 目 费 了 М | 按 项 计算 ‚ АЛ 35 984.43 
w Уи SUC 9 аў, 
ШЕ. шік: Казен ТЕТІ РЕГИ 
4. ЖЕТИ (1+2)#0% 0.00 
5. 夜间 施工 增加 费 (112)-001% 26.46 
6. СМ Л (1+2)x0.02% 52.92 
7. 二 次 搬运 费 (1+2)x0% 0.00 
8. 行车 、 行 人 干扰 增加 费 (1+2)х2% 5291.83 
9. 提前 竣工 增加 费 (1+2)x0% 0.00 
10. 工程 定位 复 测 费 (1+2)x0.03% 79.38 
11. 特殊 地 区 施工 增加 费 (1+2)x0% 0.00 
三 ”| 其 他 项 目 费 按 清单 计价 要 求 计算 0.00 
四 | 规 费 12+13 19315.17 
12. 排污 费 、 社 保费 、 公 积 金 (1+2)х7.3% 19 315.17 
13. ETTR 按 各 市 有 关 规 定 计算 0.00 
五 意外 伤害 保险 费 按 各 市 有 关 规 定 计算 0.00 
Ж 单列 费用 0.00 
七 (一 + 二 + 三 + 四 + 五 + 计 税 不 计 费 )x3.577% 57 824.03 
八 (+ 四 + 五 + 六 + 七 )x0% 0.00 
九 








建设 工程 造价 一 + 二 + 三 + 四 + 五 + 六 + 七 - 八 1 674 375.13 
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表 10-20 施工 组 织 措施 项 目 清单 与 计价 表 
单位 (专业 ) 工 程 名 称 : 道路 工程 -市 政 第 1 页 共 1 页 













项 目 名 称 






计算 基数 





费 率 /% 









































1 安全 文明 施工 费 ( 含 扬 尘 污 染 增 加 费 ) AT H+H 30 533.84 
2 其 他 组 织 措施 费 5450.59 
21 “| 冬 雨 季 施 工 增加 费 人 工 费 + 相 0 0.00 
2.2 “| 夜间 施工 增加 费 AT R+ 0.01 26.46 
23 ”| 已 完工 程 及 设备 保护 费 АТ 0.02 52.92 
24 -次 搬运 费 人 工 费 + 村 0.00 
25 “| 行车 、 行 人 干扰 费 增 加 费 ATR 5 291.83 
2.6 提前 竣工 增加 费 AT +3 0.00 
1 Гая (57 01196 7 Д 79.38 
8 “| 特殊 地 区 施工 增加 费 у 
| NI 





合 і ` KA 359 


| 
мэ 

poa i Е ыны 

% Е. 
项 目 名 称 计量 单位 айл. 
ГТ а 
[шєт д) ял oo | 
то ов | oo | 

合 计 0.00 

注 : 本 工程 无 其 他 清单 项 目 ， 其 他 项 目 清单 包括 的 明细 清单 中 金额 均 为 零 。 本 例 不 再 放 入 相应 的 明细 


清单 。 















工程 名 称 : 市 政 第 1 页 共 1 页 









表 10-22 主要 工 日 价格 表 
单位 (专业 ) 工 程 名 称 : 道路 工程 -市 政 第 1 页 共 1 页 








144.432 
1 927.090 


65 
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表 10-23 主要 材料 价格 表 


单位 (专业 ) 工 程 名 称 : 道路 工程 -市 政 





编码 





材料 名 称 数量 









第 1 页 共 1 页 
单价 /元 ”备注 



































1 0401031 | Же 49 429.178 | 0533 
2 | 0403043 | 黄 砂 ( 净 砂 ) š t | 253.49 | 625 
3 0407001 __| 6 027.830 35 
4 0407071 |) ЖЕ 2 121.180 120 
细 粒 式 沥青 商品 
5 0433071 |... 193.532 713 
НЕЕ 
立 式 沥青 商品 
0433072 




















0433073 


1155031 
3305061 
3307001 
11201011 
8021201 








ЖН 


















№ 10-24 EEM 


дәм 









183.249 5 



































































































689.817 
576.516 5 
履带 式 推土机 90k W 705.633 5 
平地 机 90k w 13.800 459.544 
履带 式 单 斗 挖掘 机 ( 液 6.230 107838 
6 内 燃 光 轮 压路机 8t 30.730 268.3365 
7 24.511 382.671 5 
8 55.892 478.822 5 
9 汽车 式 沥青 喷 酒 机 4 0001. 1.916 620.473 
10 “| 沥青 混凝土 推 铺 机 St 19.928 789.950 5 
11 汽车 式 起 重 机 5t 4.453 330.21 
12 “| 载 货 汽车 4t 0.659 282.438 
13 自 卸 汽车 12t 23.712 644.776 5 
14 平板 拖车 组 40t 4.000 993.049 5 
机 动 翻斗 车 1t 131.700 109.730 5 

















я10: ГЕТЕ 





续 表 






机 械 设 备 名 称 
酒水 汽车 4 0001. 


























383.056 

17 | 双 锥 反 转 出 料 混凝土 搅拌 机 350L 96.726 1 
18 | 灰 浆 搅拌 机 200L 7.748 58.5729 
19 | 木工 圆 锯 机 4500 19.479 25.386 
20 | 木工 平 刨床 300mm 12.7744 
| 混凝土 振 的 器 平板 式 BLL 17.556 










С в=тьзя 2 % 
一 、 简 答题 , Ғы) 


‚ аня» +, ansaan Tga 
， 路 床 ( 档 ) 整 形 清单 项 目 т 计算 规则 相同 吗 ? 


.人 行道 整形 清单 项 目 Нені: 量 计算 规则 相同 吗 ? 
。 树 池 砌 筑 清单 项 目 与 定额 sr 吗 ? 


л > ым 一 


. 现 浇 侧 ( 平 ) 石 清单 项 (те 目的 工程 量 计 同 吗 ? 
6. алалық жн. меняла аі ЕТТЕРІЗЕГІІ 


相同 吗 ? — `x X 

7. TENE Н? Ne 

8， 道 路 уяа сазда анат 

9. “КЛЕЯ” WPR A AR 82-тен TA Ж? 

10， 水 泥 混 凝 土 面 层 的 钢筋 是 否 包含 在 “水 泥 混凝土 面 层 ”清单 项 目 中 ? 编制 工程 量 
清单 时 ， 如 何 处 理 钢筋 ? 

п. 水 泥 混 凝 土 面 层 施工 时 的 模板 是 否 包含 在 “水 泥 混 凝 土 面 层 ” 清 单项 目 中 ? 编制 
工程 量 清单 时 ， 如 何 处 理 其 模板 ? 

12.， 新 建 的 水 泥 混凝土 面 层 工程 通常 包括 哪些 分 部 分 

13. 新 建 的 沥青 混凝土 面 层 工 程 通常 包括 哪些 分 部 分 3 

二 、 计 算 题 

某 道 路 工程 车 行道 结构 如 图 10.5 所 示 ， 已 知 车 行道 宽 16m， 道 路 长 600m， 试 确定 该 
道路 车 行道 工程 清单 项 目 及 项 目 编码 ， 计 算 各 清单 项 目 工 程 量 ， 并 计算 各 清单 项 目的 组 合 
工作 内 容 定额 工程 量 。 
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4em AC-13 细 粒 式 沥 青 混 凝 十 
[ut í 
5ст AC-16[ 型 中 粒 式 沥青 混 凝 十 
乳化 沥青 

бет AC-251[ 型 粗 粒 式 沥青 混 凝 十 
乳化 沥青 透 层 

20cm 5% 水 泥 稳定 碎 右 基层 

20cm 5% 水 泥 稳定 碎 厂 基层 

20cm 砂 碎 石 垫 层 











20 














>, ` x % 
,“А ия 
к азы еа 构 示意 图 
> ^, ) К 
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#9 站 章 排 水 管 网 工程 清单 
HESH 


„НЕК н ЕН 
。 排 水管 网 工程 招标 王 程 量 清单 4 ж ОА. 
з. ЖЫК Л Ее 方法 、 
7 ] |) < 
J 





A 
ДЕ _ 
ПП гчтвивзинкя-ю) 


2 

m 引 
某 管道 平面 图 如 下 图 所 示 ， 已 知 Y1、Y2、Y3、Y5 为 1 100mmx1 100mm Э(Е 

底 井 )，Y4 为 1 100mmx1 100mm 落 底 井 。 该 管道 工程 的 检查 井 清 单 工程 量 、 定 人 额 工程 量 相 

等 吗 ? 有 什么 不 同 ? 


шір 











У Y2 Y Y4 Y 
500-20.1-1.0 Y3o016710 — 50039740 М 400-297-15 4 
/ / 6.580 6.670 
6.820 6.760 6.720 4.785 4.890 4.935 
4.695 4.720 4.742 
CORREJA 700 JE ñ JE 
т ZAA 








97008 EKI ERE JE: 


5 


C30 钢 筋 混凝土 
ТЕШ 


加 | 





МККК _ 








СЕЗ 














排水 管 网 工程 分 部 分 项 清单 项 目 


《市 政工 程 工程 量 计 算 规范 》(GB 50587 一 2013) 附 录 E 管 网 工程 中 ， 设 置 了 4 个 小 节 
51 个 清单 项 目 ，4 个 小 节 分 别 为 : 管道 铺设 、 管 件 阀门 及 附件 安装 、 支 架 制 作 及 安装 、 管 
道 附属 构筑 物 。 管 网 工程 包括 了 市 政 排水 、 给 水 、 燃 气 、 供 热 等 管 网 工程 ， 本 章 主要 介绍 
市 政 排水 管 网 工程 相关 内 容 。 





























322 


第 41= 二 排水 管 网 工程 清单 计量 与 计价 





.管道 铺设 

节 根据 管 ( 渠 ) 道 材料 、 铺 设 方式 的 不 同 ， 设 置 了 20 个 清单 项 目 : 混凝土 管 铺设 、 钢 
管 铺设 、 铸 铁 管 铺设 、 塑 料 管 铺设 、 砌 筑 方 沟 、 混 凝 土方 沟 、 砌 筑 渠 道 、 混 凝 土 渠 道 、 水 
平 导 向 钻 进 、 夯 管 、 顶 管 、 顶 ( 夯 ) 管 工作 坑 、 预 制 混凝土 工作 坑 、 隧 道 ( 沟 、 管 ) 内 管道 铺设 、 
直 埋 式 预 制 保温 管 铺设 、 管 道 架空 跨越 、 临 时 放水 管线 、 新 旧 管 连接 、 土 壤 加 固 、 警 示 ( 示 
踪 ) 带 铺设 。 
其 中 铸铁 管 铺设 、 直 埋 式 预制 保温 管 铺设 、 管 道 架空 跨越 、 临 时 放水 管线 等 清单 项 目 
主要 存在 于 给 水 、 燃 气 、 供 热 等 管 网 工程 。 


Ў 特别 提示 


管道 铺设 项 目的 做 法 如 为 标准 设计 ， Нен л 集 号 及 页 码 。 
管道 铺设 项 目 特征 中 的 检验 及 实验 要 求 应 根据 专业 的 刘 范 及 设计 要 求 ， 对 已 
完 管道 工程 进行 的 严密 性 试验 、 闭 水 试验 、 吹 要 、 с ая. 


2. Ж. НИНЕ 
本 节 主 要 是 给 水 工程 、 燃 气 、 с о 
з. 支架 制作 及 安装 
本 节 主 要 是 给 水 工程 、 燃 气 、 AS 的 清音 项目 。 
4 管道 附属 构筑 物 
aa wata йн в, НЯ. 17 
土 井 简 、 砌 体 出 水 口 、 >й 雨水 口 ЕЛІ. 


жу 特别 提示 ж. V 
тина 标准 定型 构筑 物 时 ЖОЙ Н ДЕ АННАН ЁЗ; А.Д М, 


5. 其 他 “ 

除 上 述 分 部 分 项 清单 项 目 以 外 ,排水 管 网 工程 通常 还 包括 《市 政工 程 工程 量 计算 规范 》 
(GB 50587 一 2013) 附 录 A 土石 方 工程 、 т 如 果 是 改 
建 排水 管 网 工程 ， 还 包括 附录 K 拆除 工程 中 的 有 关 分 部 分 项 清单 项 目 。 

排水 管 网 工程 的 土石 方 工程 清单 项 目 主要 有 : 挖 沟 模 土方 、 挖 沟 槽 石 方 、 回 填 方 、 余 
方 弃置 。 

排水 管 网 工程 的 钢筋 工程 清单 项 目 主要 有 : 现 浇 构件 钢筋 、 预 制 构件 钢筋 、 预 埋 铁 件 。 

改建 排水 管 网 工程 的 拆除 工程 清单 项 目 主要 有 : 拆除 管道 、 拆 除 砖 石 结构 、 拆 除 混 凝 
土 结构 、 拆 除 井 。 

各 清单 项 目的 项 目 名 称 、 项 目 编码 、 项 目 特征 、 计 量 单位 、 工 程 内 容 、 工 程 量 计算 规 
则 、 可 组 合 的 主要 内 容 可 参见 本 书 附 录 。 


排水 管 网 工程 分 部 分 项 清单 项 目 工程 量 计 算 规 则 


本 章 主要 介绍 市 政 排水 管 网 工程 常见 的 分 部 分 项 清单 项 目的 工程 量 计算 规则 。 
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1. 管道 铺设 
见 的 清单 项 目 包括 : 混凝土 管道 铺设 、 塑 料 管道 铺设 、 水 平 导向 钻 进 、 顶 管 、 顶 管 
工作 坑 、 砌 筑 渠道 、 混 凝 土 渠道 等 。 
(1) 混凝土 管道 铺设 、 塑 料 管道 铺设 : 按 设 计 图 示 中 线 长 度 以 延长 米 计 算 ， 不 扣除 
阀门 所 占 长 度 ， 计 量 单位 为 m。 


从 知识 链接 























管道 铺设 清单 工程 量 = 设计 图 示 井 中 至 井中 的 距离 (11-1) 
渠道 铺设 清单 工程 量 = 设 计 图 示 渠 道 长 度 (11-2) 
在 计算 管道 铺设 清单 工程 量 时 ， 要 根据 具体 工程 的 施工 图 样 ， 结 合 管道 铺设 清单 项 目 
的 项 目 特征 ， 划 分 不 同 的 清单 项 目 ， 分 别 计算 其 工程 量 。 
如 “混凝土 管 铺设 ”清单 项 目的 特征 有 7 点 ， а бач 
热 层 、 基 础 材质 及 厚度 ; 


N 

管 座 材质 ; aS 
规格 ， 即 管内 径 K 
接口 形式 : 区 分 平 ( 企 ) 接 口 、 we 
铺设 深度 ; < 

混凝土 强度 等 级 3 

管道 检验 及 试验 要 求 : г 管道 严密 性 斌 
HPE TA шш) те ашин 
的 工程 量 应 分 别 计算 ，、， 

【 例 11-1】 ВИЖ 如 图 11. Se тесе 


Seeeeeeə 


































































Жи, saw To 结构 如 图 112 所 示 。 试 计算 该 段 二 
ж я 项 目 编码 及 其 工程 萄 > 
Y4 Ys 
Yls00-20.1-1.0 Х 90167-10 — 22 500-39.7-10 ) __400-29.7-1.5. 
/ 6.580 6.670 
6.820, 6.760, 6.720, 4.785 4.890 4.935 
4.695 4.720 4.742 
图 111 某 段 雨水 管道 平面 图 
基础 尺寸 表 
D [D |D: | A] B. | h | h Г ооа лн 
е 200 | 260 | 365 | 30 [465 | 60 | 86 |47 0.07 
А 300 | 380 | 510 | 40 |610 | 70 |129| 54 0.11 
б ДА? 00 | 490 | 640 | 45 |740 | 80 |167| 60 0.17 
s р C20 混 凝 十 [500 | 610 [780 | 55 | 880 | 80 |208 | 66 0.22 
<$ 720 |910 | 60 1010] 80 |246| 71 0.28 
= 235% 800 | 930 |1 104] 65 |1 204] 80 |303| 71 0.36 
1 0001 1501 346] 75 |I 446] 80 |374| 79 0.48 






































1 200] 1 616] 90 |1 716 80 |453 | 91 0.66 











图 11.2 管道 基础 结构 图 
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#11: 排水 管 网 工程 清单 计量 与 计价 











【 解 】 由 管道 平面 图 可 知 ， 该 段 管道 有 两 种 规格 : 0400 管道 、D500 管道 ， 所 以 有 两 个 
管道 铺设 的 清单 项 目 ， 工 程 量 分 开 计 算 。 

(1) 项 目 名 称 : D400 混凝土 管道 铺设 (橡胶 圈 接 口 、C20 钢筋 混凝土 条 形 基础 、C10 Ж 
混凝土 垫 层 ) 

项 目 编码 : 040501001001 

清单 工程 量 =29.7m 

(2) 项 目 名 称 : D500 混凝土 管道 铺设 (橡胶 圈 接 口 、C20 钢筋 混凝土 条 形 基础 、C10 Ж 
混凝土 热 层 ) 

项 目 编码 : 040501001002 

清单 工程 量 =20.1+16.7+39.7=76.5(m) 








са 特别 提示 ‚© 
(1) 管道 铺设 清单 项 目 包括 : 热 层 、 管 道 基础 ( 平 基 、 混凝土 浇筑 、 管 道 铺设 、 管 


道 接口 、 井 壁 ( 墙 ) 当 洞 、 混 凝 土管 截断 、 пая АВ) 

【 例 11-1] Ф, 2400 混凝土 管道 铺设 清单 бл. C10 素 混凝土 热 层 、C20 钢筋 混 
凝 土 平 基 、D400 管道 铺设 、C20 чер АА 接口 、 管 道 闭 水 试验 。 

(2) 管道 铺设 清单 项 目 不 包括 管道 的 制作 安装 ,钢筋 制作 安装 按 附录 丁 钢筋 工 
程 另 列 清单 项 目 计算 。 管 道 基础 混 凝 . 时 模板 的 安 拆 可 列 入 施工 技术 措施 项 目 计算 ， 
也 可 作为 管道 铺设 清单 项 目的 得 全 X As x< 


(2) 水 平 导向 钻 进 : BAF Sensoa ) 所 占 长 度 ， 
计量 单位 为 m。 Рі тағы 
(3) HE: м. ‚ш ] 除 附属 构筑 物 (检查 井 ) 所 占 长 度 ， 计 量 单 
位 为 m。 

(4) HEL ， 按 设计 图 示 数 量 计算 1 计量 单位 为 座 。 

(5) Беремін 混凝土 渠道 按 放水 管线 长 度 以 延长 米 计算 ， 不 扣除 管件 、 阀 门 所 占 
长 度 。 

2. 管道 附属 构筑 物 

常见 的 清单 项 目 包 括 : 砌 筑 井 、 混 凝 土 井 、 塑 料 检查 井 、 雨 水 口 、 砌 体 出 水 口 、 混 凝 
土 出 水 口 。 

1) 工程 量 计算 规则 

按 设 计 图 示 以 数量 计算 ， 计 量 单位 为 座 。 

2) 工程 量 计算 方法 

管道 附属 构筑 物 工 程 量 = 附属 构筑 物 的 数量 (11-3) 

(Я 11-2] 某 段 雨水 管道 平面 图 如 图 11.1 ЖЖ, Б.Ж ҮІ. Ү2. ҮЗ. Ү4. Y5 ИЯ 
1 100mmx1 100mm 砖 砌 检查 井 ， 其 中 落 底 井 落 底 为 S0cm， 试 计算 该 段 管道 检查 井 清单 项 
目 名 称 、 项 目 编码 及 清单 工程 量 。 

【 解 】 由 管道 平面 图 可 知 : ҮІ. Ү2. ҮЗ. Y5 均 为 雨水 流 槽 井 、Y4 为 雨水 落 底 井 。 

另外 ， 根 据 平面 图 所 示 标 高 计算 各 井 的 井深 如 下 。 
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ҮІ 井 井 深 =2.125m Ү2 井 井 深 =2.040m 

ҮЗ 井 井 深 =1.978m Y5 井 井 深 =1.735m 

Y1、Y2、Y3、Y5 平均 井深 =1.97m 

Y4 井 井 深 =2.4m 

该 段 雨 水 管道 检查 井 根 据 井 的 结构 、 尺 寸 、 井 深 等 项 目 特征 ， 可 设置 两 个 具体 的 清单 


ж 
m 


(1) 项 目 名 称 : 1 100mmx1 100mm 砖 砌 雨水 检查 井 ( 不 落 底 井 、 平 均 井深 1.97m)。 
项 目 编码 : 040504001001 





清单 工程 量 =4 Ж 

(2) 项 目 名 称 : 1 100mmx1 100mm 砖 砌 雨水 检查 井 ( 不 落 底 井 、 井 深 2.4m)。 

项 目 编码 : 040504001002 А; 

清单 工程 量 =1 № «К 
ЎА 特别 提示 < 


在 计算 工程 量 时 ， алнан) a 划 
分 不 同 的 具体 清音 项目， 分 别 计算 其 工程 KA, 

(1) 检查 并 、 雨 水 口 清单 项 目 一 般 人 Sr 组 合 工作 内 容 : 并 垫 层 铺 筑 、 井 底板 混 凝 
+. АНХ, АА, 2 梯 制作 安 %. ИШ 装 、 过 梁 制 作 安装 、 
井 图 制作 安装 、 л" 

O 检查 并 ажа ка Желећи, ая 并 图 等 钢筋 混凝土 结构 中 
钢筋 的 制作 安装 ， 钢 盘 59 程 меен. 

(3) 检查 井 、 雨 水 口 的 井 底板 、 кі. у, БЫЕЛ ТҮ RA, ВИАН 
可 列 入 施工 技术 措施 矣 自 计 算 ， 也 可 作 AHD 雨水 口 清单 项 目的 组 合 工作 内 容 。 

(4) EN, 水 口 清单 项 目 不 包括 并 深 大 于 1.5m ABS НЕА T E. желе 
ЖА В ЛЕВ 1.2m 及 抹 灰 高 度 超过 1.5m 所 需 脚 手 架 工程 ， 间 字 架 、 脚 手 架 均 列 入 施工 技 
术 措 施 项 目 计算 。 


【 例 11-3】 菜市 中 华 路 排水 管道 工程 ,于 2016 年 3 月 1 日 一 3 月 5 日 进行 工程 招 投标 
活动 。 雨 水 管道 实施 的 起 旋 井 号 为 Y1~Y3， 污 水 管道 实施 的 起 旋 井 号 为 Wl1~ W4， 均 不 
包括 沿线 的 支管 及 支管 井 、 不 包括 雨水 口 及 连接 管 , 管 径 D&400mm 采用 承 插 式 ОРУС 管 、 
砂 基 础 ; 管 径 D>500mm 采用 承 插 式 钢筋 混凝土 管 、 钢 筋 混 凝 土 条 形 基础 ， 雨 污水 均 采用 
砖 砌 矩形 或 方形 检查 井 。 管 道 平面 图 、 纵 断面 图 、 结 构图 如 图 6.7 ~ 图 6.22 所 示 。 
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已 知 本 工程 沿线 土质 为 砂 性 土 ， 地 下 水 位 于 地 表 以 下 1.3 ~ 1.Sm。 

根据 工程 图 纸 ， 编 制 该 道路 工程 的 招标 工程 量 清单 。 

【 解 】1. 根据 施工 图 纸 ， 根 据 《 市 政工 程 工程 量 计 算 规范 》(GB 50857 一 2013)， 参 考 
《浙江 省 建设 工程 工程 量 清单 计价 指引 》( 市 政工 程 )， 确 定 分 部 分 项 清单 项 目的 项 目 名 称 、 
项 目 特征 、 项 目 编码 ， 并 计算 其 清单 工程 量 ， 见 表 11-1。 

该 排水 管道 工程 的 基础 数据 的 计算 同 【 例 6-14]. 


























表 11-1 分 部 分 项 清单 项 目 及 其 工程 量 计算 表 






项 目 编码 清单 项 目 名 称 项 目 特征 单位 计算 公式 тҥш 


040101002001 [22799-27 RE, 4m 以 内 | 1143.60 
2 |040103001001| 回 填 方 土 ， 场 内 平衡 862.30 
з |040103002001| 余 方 弃置 ? 151.96 









序 分 部 分 项 计量 
号 
1 





















4 |040501001001| 混 凝 土管 道 铺设 m 45+45 90 
DN400, fb: % НН, 
闭 水 试 


100mm 砖 砌 污水 流 梢 井 
1 38) :098т, 10cm, и: š 
层 ,20cm JE C2 ГҮЛІ 


ІҢ, M10 Жі е 机 砖 , 1 : | 座 4 4 
2 水 泥 砂 奖 抹 面 ， ED 钢筋 混凝土 井 室 


盖 板 ， сз ЖЕНЕ, 700% 
铁 井 盖 、 座 ; МИЙ 板 

1 100mmx1 100mm 砖 砌 十 
井深 2.991m, 10cm JZ C10 
垫 层 ，20cm JZ C20 钢筋 混凝土 底板 ， 
7 |040504001002 |8730 M10 水 泥 砂浆 砌 MU10 机 砖 ， 1 : 2 水 | № 1 1 
泥 砂 浆 抹 面 ，C20 钢筋 混凝土 井 室 盖 
板 ，C30 钢筋 混凝土 井 圈 ，# 700 铸铁 
井盖 、 座 ， 含 混凝土 模板 

1 100mmx1 250mm 砖 砌 雨水 落 底 井 ， 
井深 3.201m, 10cm 厚 C10 素 混 凝 土 
垫 层 ，20cm JZ C20 钢筋 混凝土 底板 ， 
8 |040504001003 [#729 M10 水 泥 砂浆 砌 MU10 机 砖 ，1 : 2 水 | № 1 1 
泥 砂浆 抹 面 ，C20 钢筋 混凝土 井 室 盖 
板 ，C30 钢筋 混凝土 井 圈 ，% 700 铸铁 
井盖 、 座 ， 含 混凝土 模板 


5 |040501004001| 塑 料 管道 铺设 m | 27+30+30 87 



















Ў 
6 |040504001001 Е х— 
> 
S 
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узлу Г 
项 目 编码 жайдық 项 目 特征 计算 公式 тш 
1 100mmx1 100mm 砖 砌 流 槽 井 ， 井 深 
2.521m, 10cm JZ C10 素 混凝土 垫 层 ， 
20cm JZ C20 钢筋 混凝土 底板 ，M10| 
水 泥 砂 浆 砌 MU10 机 砖 ，1 : 2 水 泥 砂 | 座 1 1 
浆 抹 面 ，C20 钢筋 混凝土 板 ， 
C30 钢筋 混凝土 井 圈 , ó 700 铸铁 井盖 、 
座 ， 含 混凝土 模板 






йш ж 










9 |040504001004 |87342 










10 |040901001001| 现 浇 构件 钢筋 765.091/1 000| 0.765 
040901001001| 现 浇 构 件 钢筋 2 М 380.759/1 000 
2|040901002001| 预 制 构件 钢筋 j 36.166/1 000 
040901002001 | 预制 构件 钢筋 Š i 163.682/100 


2. 根据 工程 图 纸 、 结合 相关 的 施工 技术 规避 及 常规 的 施工 方法 ， 确 定 施工 技术 措 
施 清单 项 目的 项 目 名 称 、 项 目 特征 、 яр KS 并 计算 其 清单 工程 量 ， 见 表 11-2 


表 11-2 № 技术 清单 项 目 及 其 工程 量 计算 表 
















































技术 措施 
项 目 编码 
2 "= 


一 Р 
041107002001 ВМК <, 
041101005001 aae Je 


大 型 机 械 设备 进 
1 б. 
О 出 场 及 安 拆 “т тюн ë ч 


3. 根据 工程 实际 情况 , 确定 施工 组 织 措施 清单 项 目的 项 目 名 称 、 见 表 11-3。 
表 11-3 ”施工 组 织 措施 清单 项 目 及 其 工程 量 计 算 表 








序号 项 目 编码 组 织 措施 清单 项 目 名 称 
041109001001 | 安全 文明 施工 费 

| 041109002001 | 夜间 施工 增加 费 

| Z041109009001 | 工程 定位 复 测 费 

| 041109005001 | 行车 、 行人 干扰 增加 费 

| 041109007001 [已 完工 程 及 设备 保护 费 
041109004001 | 冬 雨 季 施工 增加 费 


























a |u |è |° jn 
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4. 编制 本 工程 的 招标 工程 量 清单 ， 见 表 11-4~ Ж 11-9. 
#114 ”招标 工程 量 清单 封面 
某 市 中 华 路 排水 管道 工程 








工程 量 清 单 
工程 造价 
招 标 人 : 咨 询 人 : 
(单位 盖 章 ) (单位 资质 专用 章 ) 
法 定 代表 人 法 定 代表 人 


BIRRA: OO OO 76 — 
ЕТТ КҮ) бетта 


ж М Л: 
(造价 人 员 签 字 盖 м) ` с (造价 工程 师 签字 盖 专 用 章 ) 


编制 时 间 ， < 复核 时 间 ， 
Қ; А у=. 


aama - 污水 管道 
W4， 均 不 包括 沿线 的 内 及 连接 管 。 管 径 D<400mm 采用 承 插 式 UPVC 管 、 
砂 基 础 ， ия 2 钢筋 混凝土 条 形 基础 ， 雨 污水 均 采 用 砖 砌 矩形 或 方 
шч: 工程 沿线 土质 为 砂 性 土 ， 地 下 水 位 于 地 表 以 下 1.3 一 LSm。 
程 量 清单 编制 依据 

1; . (建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB . 

2.《 浙 江 省 建设 工程 工程 量 清单 计价 指引 》( 市 政工 程 

3. 《市政 工程 工程 量 计算 规 范 》(GB 50857 一 2013)。 

4. 市 政 给 水 排水 管道 工程 施工 相关 规范 。 

5. 某 市 中 华 路 排水 管道 工程 施工 图 。 
三 、 编 制 说 明 

多 余 的 土方 外 运 、 运 距 由 投标 人 自行 考虑 ， 场 内 平衡 的 土方 运输 方式 由 投标 人 自行 考虑 。 
四 、 其 他 
1. 本 工程 风险 费用 暂 不 考虑 ， 农 民工 工伤 保险 费 、 危 险 作业 意外 伤害 保险 费 暂 不 考虑 ， 本 工程 无 创 标 化 
工程 要 求 ， 本 工程 不 得 分 包 ， 本 工程 无 暂 列 金额 、 计 日 工 。 
2. 安全 文明 施工 费 按 市 区 一 般 工 程 考虑 。 









工程 名 称 : 某 市 中 华 路 排水 管道 了 3 
[ 程 概况 及 实施 范围 
某 市 中 华 路 排水 警 道 工 


第 1 页 





共 1 页 






: 施 的 起 论 井 号 为 W1 一 
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表 117 施工 技术 措施 项 目 清单 与 计价 表 


单位 (专业 ) 工 程 名 称 ; 排水 工程 -市 政 第 1 页 共 1 页 
ін шей 合 价 其 中 /元 备 


ss | ЗЫ ыз с ш их Im AIR 机 械 费 + 









041107002001 | 排水 、 降 水 
[041101005001 | 并 字 架 

大 型 机 械 设备 | lmy 履带 式 挖 | 。.， | 
进出 场 及 安 拆 











3 |041106001001 















本 页 小 计 





合计 





表 11-8 ”施工 组 织 措施 项 ық 


单位 (专业 ) 工 程 名 称 : 道路 工程 -市 政 第 1 页 共 1 页 
序号 项 目 名 称 计算 基数 费 率 /% 金额 /元 











1 | 安全 文明 施工 费 | Лян | 
2 | 冬 雨 季 施 工 增加 费 
3 | 夜间 施工 增加 费 оон | 
4 ”| 已 完工 程 及 设备 保护 费 
5 -次 搬运 费 K. Айн >N 
6 “| 行车、 行人 干扰 增加 费 “X | лат “| 
7 “| 提前 竣工 增加 费 | 
ЕНЕДІ 区 
о [вро ле 
10 ырай | E | 
в H 
表 11-9 其 他 项 目 清单 汇总 





工程 名 称 : 市政 第 1 页 共 1 页 





计量 单位 

















1 | 暂 列 金额 
2 (ти 

21 | 材料 暂 估价 0.00 
22 | 专业 工程 暂 估 价 





з [HET 
ЕЗІЛДІ 





| 
| 
0.00 | 
| 
| 









注 : 本 工程 无 其 他 清单 项 目 ， 其 他 项 目 清单 包括 的 明细 清单 均 为 空白 表格 。 本 例 不 再 放 入 空白 的 明细 
清单 的 表格 。 
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[4111-4] 某 市 中 华 路 排水 管道 工程 ， 于 2016 年 3 月 1 日 一 3 月 5 日 进行 工程 招 投标 
活动 。 雨 水 管道 实施 的 起 旋 井 号 为 Y1~Y3， 污 水 管道 实施 的 起 旋 井 号 为 W1 ~ W4， 均 不 
包括 沿线 的 支管 及 支管 井 、 不 包括 雨水 口 及 连接 管 。 “4... UPVC 管 、 
砂 基础 ; #42 D>500mm 采用 承 插 式 钢筋 混凝土 管 、 钢 筋 混 凝 MAKARA 
砖 砌 矩形 或 方形 检查 井 。 管 道 平面 图 、 纵 断面 图 、 结 构图 如 кез 622 Ф. 

已 知 本 工程 沿线 土质 为 砂 性 土 ， шай 




















根据 工程 图 纸 和 招标 工程 量 清单 ， 试 按 清 单 计价 
的 投标 报价 。 SS 

本 工程 风险 费用 暂 不 考虑 ， 农 民工 工伤 К 危险 作业 意外 伤害 保险 费 暂 不 考虑 ， 
本 工程 无 创 标 化 工程 要 求 ， ЗЫ 工程 无 暂 列 金额 、 计 日 工 ， 

本 例题 中 排水 管道 工程 的 施 eh 具体 可 见 
【 例 6-141. % 

【 解 】1. вашка көкала, 工程 图 纸 ， 结 合 施工 方案 ， 
参考 《浙江 省 建设 工程 oe 程 )， 确 定 分 部 分 项 清单 项 目的 组 合 
工作 内 容 ， 计算 各 组 谷 工 作 内 容 的 定额 确定 其 套用 的 定额 子 目 ， 见 表 11-10。 

нна ЯН. тени. #@%ту ж, 84 
《浙江 省 建设 程 量 清单 计价 指引 》( 市 政工 程 )， 确 定 技术 措施 清单 项 目的 组 合 工作 内 
容 ， 计 算 各 组 合 工作 内 容 的 定额 工程 量 ， 并 确定 其 套用 的 定额 子 目 ， 见 表 11-11. 

3. 确定 人 、 材 、 机 单价 ， 判 定 工程 类 别 、 确 定 各 项 费 率 。 

(1) DN400UPVC 管道 橡胶 圈 单 价 为 20 元 /只 ， 圆 钢 单价 为 3400 元 lt， 螺纹 钢 单价 为 
3300 元 /{，DN400 UPVC 管道 单价 为 95 л/т, D500 钢筋 混凝土 管道 单价 为 150 元 /m， 砖 
块 单价 为 400 元 / 千 块 ; 一 类 人 工 工 日 单价 为 65 元 ， 二 类 人 工 工 日 单价 为 70 元 ; 其 他 人 、 
材 、 机 单价 按 《 浙 江 省 市 政工 程 预算 定额 》(2010 版 ) 计 取 。 

(2) 本 管道 工程 为 三 类 排水 工程 。 

(3) 企业 管理 费 、 利 润 、 各 项 组 织 措施 费 的 费 率 按 《浙江 省 建设 工程 施工 费用 定额 2010 
版 ) 及 浙江 省 有 关 规 定 的 费 率 范围 的 低 值 计 取 ; 规 费 、 税 金 按 《 浙 江 省 建设 工程 施工 费用 定 
额 》(2010 版 ) 的 规定 计 取 。 

4. 计算 清单 计价 模式 下 ， 本 道路 工程 的 工程 造价 ， 详 见 表 11-12~ 表 11-24。 


综合 合 单价 法 编制 该 六 道路 工程 
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Ш 市 政工 程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 


表 11-11 施工 技术 措施 清单 项 目的 组 合 工作 内 容 工程 量 计算 表 


技术 措施 清单 项 目 所 包含 的 组 合 工作 内 容 


组 合 工 容 定 额 工 
项 目 名 称 量 组 合 工作 内 容 名 称 нна тев øF 
Е ВУ Ба 


技术 措施 清 各 











































(27+30+30+20) + 1.2+ 
(45+45+20) 1.2 
1 шаны |, 昼夜 (27+30+30+20) + 1.2+ 
井 点 降水 ) 183 根 1-324 
(45+45+20)-- 1.2 
2х7+2х10 34%. R| 1-325 
2 |Зат 以 内 ) | 7 座 В (Ат 以 内 ) Ме 7 6-1138 
大 型 机 械 设备 进 F € 
3 | 出 场 及 安 拆 (Inm | 1 6 + К | Im 挖掘 机 进出 场 根据 FP 1 3001 
履带 式 





я м 人: 
г E 名 ж: ---- 
投标 总 价 (小 写 ):; 183.595.00:72 

(大 写 ): ИЕ 


( 单位 盖 章 ) 





(签字 或 盖 章 ) 





编制 时 间 : 
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第 41= 排水 管 网 工程 清单 计 价 





表 11-13 总 说 明 


工程 名 称 : 某 市 中 华 路 排水 管道 工程 第 1 页 共 1 页 
一 、 工 程 概况 

某 市 中 华 路 排水 管道 工程 雨水 管道 实施 的 起 论 井 号 为 YI~Y3， 污 水 管道 实施 的 起 论 井 号 为 W1 一 
9 不 包括 沿线 的 支管 及 支管 井 、 不 包括 雨水 口 及 连接 管 。 管 径 D<400mm 采用 承 插 式 UPVC 管 、 
; ЖИЕ D 500mm 采用 承 插 式 钢筋 混凝土 管 、 р ЕЛЕЙ, 雨 污水 均 采用 砖 砌 矩形 或 方 
+ 。 工 程 沿线 土质 为 砂 性 土 ， 地 下 水 位 于 地 表 以 下 1.3 一 1.5m。 

















1. 本 工程 土质 为 砂 性 土 ， 地 下 水 位 高 于 
档 一 侧 设置 单 排 井 点 ,者 距 为 1.2m， 井 点 管 布设 长 度 超出 沟 槽 两 端 各 10m。 

2. 沟 槽 挖 方 采用 挖掘 机 在 槽 边 作 业 、 放 坡 开 挖 ， 边 坡 根据 土质 情况 确 宠 为 1 : 0.5; 距离 槽 底 30cm 
的 土方 用 人 工 辅助 清 底 。W1 一 W4 三 段 管道 一 起 开 挖 ，Y1 一 Y3 两 端 管道 НН, 先 施工 污水 管道 ， 


槽 底 标高 ， 考 虑 采用 轻型 井 点 降水 ， 在 雨水 、 污 水 管道 沟 





















再 施工 雨水 管道 。 
3. 沟 横 所 挖 土方 就 近 用 于 沟 槽 回填 ， 多 余 的 土方 直接 装 车 КЫ 运 距 为 Skm。 
4. 管道 均 采 用 人 工 下 管 。 х 
5 混凝土、 砂浆 均 采用 现场 拌 制 АХ 
6. 钢筋 混凝土 条 形 基 础 、 井 底板 混凝土 施工 时 Mi 其 他 部 位 混凝土 施工 时 采用 木 模 或 复合 
木 模 。 


8. 配备 Im 履带 式 挖掘 机 1 台 。 
、 人 、 材 、 机 单价 的 取 定 y МУ 党 
DN400 UPVC 管道 橡胶 圈 Г 20 元 /只 ， 圆 钢 单价 为 ‚340 % 螺纹 钢 单 价 为 3 300 сл, DN400 
UPVC 管道 单价 为 95 元 ImND500 钢 箭 混 凝 土管 道 单价 为 150CE7im， 砖 块 单价 为 400 TTR: 一 类 人 工 
工 日 单价 为 65 zú, С [于 百 单价 为 70 元 ; 其 EN A HU GEAT BETREE) (2010 
版 ) 计 取 。 SAS sy 
} | У 
、 各 项 组 织 措施 费 的 费 率 按 《 浙 江 省 建设 工程 施工 费用 定额 》(2010 版 ) 及 浙 
H е 取 ; 规 费 、 税 金 按 《浙江 省 建设 工程 施工 费用 定额 》(2010 版 ) 的 规定 计 取 。 


7. 检查 井 施工 时 均 搭 设 钢管 井 字 架 。 чык 抹 灰 时 不 考虑 脚手架 。 








有 关 规 定 的 费 率 
五 、 编 制 依据 
1.《 浙 江 省 市 政工 程 预算 定额 》(2010 版 )。 
2.《 浙 江 省 建设 工程 施工 费用 定额 》(2010 版 )。 
3. 浙 建 站 计 [2013]64 号 一 一 关于 《浙江 省 建设 工程 费用 定额 》(2010 版 ) 费 用 项 目 及 费 率 调整 的 通知 。 
4. 建 建 发 [2015]$17 号 一 一 关于 规范 建设 工程 安全 文明 施工 费 计 取 的 通知 。 
5. 某 市 中 华 路 排水 管道 工程 招标 工程 量 清单 及 工程 图 纸 。 














表 11-14 ”工程 项 目 投标 报价 汇总 










工程 名 称 : 某 市 中 华 路 排水 管道 工程 第 1 页 共 1 页 
序号 单位 工程 名 称 
1 排水 工程 183 595.00 
14 市 政 183 595.00 









合 计 183 595 
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表 11-15 单位 工程 投标 报价 计算 表 


单位 (专业 ) 工 程 名 称 ; 排水 工程 -市 政 


第 1 页 共 1 页 







































序号 汇总 内 容 计算 公式 金额 /元 
一 | 工程 量 清单 分 部 分 项 工程 费 工 (分 部 分 项 工程 量 x 综 合 单价 ) 106 150.48 
其 中 ”|1. 人 工 费 + 机 械 费 工 (分 部 分 项 人 工 费 + 分 部 分 项 机 械 费 ) 36 105.79 
措施 项 目 费 65 676.00 
2.1 |C) 施工 技术 措施 项 目 费 按 综合 单价 计算 55 488.99 
其 中 ”|2， 人 工 费 + 机 械 费 三 ( 技 措 项 目 人 工 费 + 技 措 项 目 机 械 费 ) 38251.95 
22 2) 施工 组 织 措施 项 目 费 按 项 计算 Б 10 187.01 
全 文明 施工 费 (1+2)x11.54% 8 580.88 
施工 增加 费 (1+2)x0.1% 74.36 
施工 增加 费 (1+2)x0.01% 7.44 
.已 完工 程 及 设备 保护 费 (1+2)х0.02% <. 14.87 


四 


13. 









(азот, СУ 
АЗ ТРЕ ТИ 
用 竣工 增加 费 ((1:2)50% 
工程 定位 复 测 费 X] 1+2)x0.03% 
ОБОЙ ТОПИК” У |(1+2)х0% 








其 他 项 目 费 < 按 清 单 计价 要 3 
规 费 > 135147. 


J 了 社保 费 、 公 积 金 |032)72% 
- 伤 保险 费 按 各 市 有 


危险 作业 意外 伤害 保险 费 按 各 市 有 关 规 定 计算 





0.00 


1487.15 


0.00 
22.31 
0.00 
0.00 





5 428.12 
5 428.12 
0.00 


0.00 























六 单列 费用 单列 费用 0.00 

t | 税金 (一 + 二 + 三 + 四 + 五 + 计 税 不 计 费 )x3.577% 6340.40 

八 P (一 + 二 + 三 + 四 + 五 + 六 + 七 )x0% 0.00 
建设 工程 造价 一 + 二 + 三 + 四 + 五 + 六 + 七 - 八 183 595.00 
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表 11-20 施工 组 织 措施 项 目 清单 与 计价 表 
单位 (专业 ) 工 程 名 称 : 排水 工程 -市 政 第 1 页 共 1 页 






















































项 目 名 称 RE 金额 /元 
1 全 文明 施工 费 AT + 8 580.88 
š 其 他 组 织 措施 费 1 606.13 
2.1 冬 雨 季 施 工 增加 费 人 工 费 + 机 械 费 0.1 74.36 
2.2 夜间 施工 增加 费 人 工 费 + 机 械 费 0.01 7.44 
2.3 已 完工 程 及 设备 保护 费 人 工 费 + 机 械 费 0.02 14.87 
24 -次 搬运 费 人 工 费 + 机 械 费 0 0.00 
2.5 行车 、 行 人 干扰 费 增加 费 AT R+ 2 1487.15 
26 “| 提前 竣工 增加 费 ATR 0 0.00 
工程 定位 复 测 费 下 22.31 
特殊 地 区 施工 增加 费 a 
29 其 他 施工 组 织 措施 费 纲 定 计算 0 0.00 











合 \ X 10 187.01 
表 11- ТІ 清单 与 计价 表 


项 目 名 称 计量 单位 金额 /元 
ШП | æ | Wow | 
= кү Гы 
| тинг [| жор ош | 
нге) | теры 
[ae | 元 | oo | 

A it 


注 : 本 工程 无 其 他 清单 项 目 ， 其 他 项 目 清单 包括 的 明细 清单 中 金额 均 为 零 。 本 例 不 再 放 入 相应 的 明细 
清单 。 






工程 名 称 : 市 政 第 1 页 共 1 页 





表 11-22 主要 工 日 价格 表 
单位 (专业 ) 工 程 名 称 ; 排水 工程 -市 政 第 1 页 共 1 页 















一 类 人 工 133.353 65 
2 | 一 类 人 工 615.070 70 
人 工 (机 械 ) 38.177 70 









“14: ТЕ 


表 11-23 ”主要 材料 价格 表 


үу Т.Ж 9: 排水 工程 -市 政 


编码 






材料 名 称 


第 1 页 共 1 页 
单价 /元 ”备注 






















































1 0101001 | 螺纹 钢 0.556 
2 0109001 | 圆 钢 š 0.817 3400 
3 0403045 | 黄 砂 ( 毛 砂 ) 348.034 40 
4 0413091 | 混凝土 实心 夸 TH 19.193 400 
5 1431437 e i DN400 m 84.956 95 
6 1445021 | 钢筋 混凝土 承 插 管 | ó 500x4 000mm m 88.678 150 
7 3301031 | 铸铁 井盖 $700 轻型 | 649 
8 |j3115031 | 电 ( 机 械 ) 769.765 
9 0205605 | 橡胶 圈 
8021211 192.937 
9908042 | 最 大 抽 吸 深度 DSA | 102.000 | 55.3879 














表 11-24 
ху 


И: 排水 工程 -市 政 + S 
机 械 设备 名 称 







нони 


`\ 





















第 1 页 共 1 页 


数 量 单价 /元 

































































履带 式 推土机 90kW > 0.360 732.633 5 
2 IPGRI) Im? 1.806 1 105.38 
3 2kg “т 70.092 21.796 4 
4 申 动 起 重 宙 St 19.215 171.71 
5 : 武 起 重 机 St 1.212 357.21 
6 “| 载 货 兴 车 5t 0.215 344.136 5 
7 2.371 698.776 5 
8 平板 拖车 组 40t 1.000 1 047.049 5 
9 机 动 翻斗 车 1t 4.481 136.730 5 
10 “| 酒水 汽车 4 000L 0.091 410.056 
11 电动 卷扬机 单 简 慢 速 SOkN 0.332 120.7444 
12 ”| 双 锥 反 转 凝 土 搅拌 机 3501. 2.355 123.726 1 
13 ”| 灰 浆 搅拌 机 200L 1.370 85.572 9 
14 “| 钢筋 切断 机 少 40 0.139 38.823 4 
15 “| 钢筋 弯曲 机 $40 0.280 20.951 2 
16 ”| 木工 圆 锯 机 yp 500 0.089 25.386 
17 “| 木工 压 刨床 单 面 600mm 0.029 33.414 4 
18 “| 电动 多 级 离心 清水 泵 Н<180т 10.431 400.579 5 
19 |; ka 100 10.431 116.51 
20 “| 射流 井 点 泵 最 大 抽 吸 深度 9.5m 102.000 55.3879 
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续 表 























机 械 设备 名 称 
直流 弧 焊 机 32kW 94.2744 
о | 对 香 机 容量 75kV -A 123.0566 
23 | 点 焊 机 长 臂 75kV -A 175.914 
| 混凝土 振 捣 器 平板 式 BLL 17.556 








混凝土 振 捣 器 插入 式 4.826 





G 思考 题 与 习题 D 


一 、 简 答题 

1. 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》 中 ， umasa а 

2. “钢筋 混凝土 管道 铺设 ”清单 项 目 与 定额 子 目的 全 各 аны 

3. “混凝土 管道 铺设 ”清单 项 目 通常 包括 哪些 

4. 混凝土 管道 的 混凝土 基础 施工 时 ， 模 板 4% Sew КҮЛҮҮ 清单 项 
目 中 ? 编制 工程 量 清单 时 ， аан 30.2 

5. “塑料 管道 铺设 ” чо 

6. “ 砌 筑 检查 井 ” 清 单项 目 通 些 组 合 工作 

т. мезе да. тн универа mamen 
清单 项 目 中 ? 编制 工程 ЖЖ. ТҮПТІ 

8. “ИВ я 目 是 否 包 括 检查 Te HFR? 

=. нии 22- í< У” 

Жим ею. 基础 图 如 图 Изя, 试 确定 “管道 铺设 ”清单 项 目 及 项 目 编 
码 、 计 算 各 清单 顺 目 工程 量 ， 并 确定 其 组 合 工作 内 容 、 计 算 其 定额 工程 量 。 

















V1g00-20.0-10 Y%00-165-10 м ___600-40.5-10 bý __500-29.7-1.5- ҮЗ 
6.580 6.670 
6.820. 6.760 6.720 4.785 4.890 4.935 
4.695 4.720 4.742 


基础 尺寸 表 (单位 ，mm 
р |D |D |H ВВ | h| h оона) 
200 | 260 | 365 | 30 |465 | 60 | 86 | 47 0.07 
300 | 380 1510 | 40 |610 | 70 [129| 54 0.11 
400 | 490 | 640 | 45 | 740 | 80 |167| 60 0.17 
C20 混 凝 十 [500 [610 | 780 | 55 [880 | 80 |208 66 0.22 
600 | 720 [910 | 60 1010] 80 |246| 71 0.28 | 







































































= 
= 800 |930 |1 104] 65 | 204] 80 |303 | 71 0.36 

1 0001 1501 346] 75 | 446] 80 |374 | 79 0.48 
= 1 2001 3801 616 90 |I 716] 80 [453 | 91 0.66 





100 厚 C10 素 混 凝 填 垫 层 


#113 ” 某 段 雨水 管道 的 平面 图 、 基 础 图 
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ЗЕБ Ө 
1， 桥 涵 工 程 清单 项 目的 工程 量 i жан: it Жан. 
2. 桥涵 工程 招标 工程 量 < 
3; 


WAR, DE X 
桥涵 工程 清单 计价 (投标 报价 ) 的 步骤 、 方 法 、 б > 
Ж xA а 





ж 





A 
A 
国政 工程 计量 与 计价 (第 = 版 ) 


AN 
чи 
ші 


ЖЕЛ АДЫ а, жЕ т. HAA Im, #28, A# 0.5m, 
钻 孔 灌注 柱 采 用 回旋 钻机 成 孔 ， 计 算 钻 孔 灌注 桩 相关 的 清单 工程 量 、 定 额 工程 量 。 清 单 工 
程 量 、 定 额 工程 量 相同 吗 ? 有 什么 区 别 ? 







HH、、30cm 厚 片 石 垫 层 
10cmC10 素 混凝土 找平 





SSK 
ж И тан 
x x 


桥梁 工程 分 部 分 项 清单 项 目 设置 


《市 政工 程 工程 量 计 算 规范 》(GB 50587 一 2013) 附 录 桥 涵 工程 中 ， 设 置 了 9 个 小 节 105 
个 清单 项 目 ，9 个 小 节 分 别 为 : 桩 基 、 基 坑 及 边 坡 支 护 、 现 浇 混 凝 土 构 件 、 预 制 混凝土 构 
件 、 砌 筑 、 立 交 箱 涵 、 钢 结构 、 装 饰 、 其 他 。 

本 节 主 要 介绍 桩 基 、 现 浇 混凝土 构件 、 预 制 混凝土 构件 、 砌 筑 、 装 饰 、 其 他 等 小 节 中 
清单 项 目的 设置 。 

1. 桩 基 

本 小 节 根 据 不 同 的 桩 基 形式 设置 了 22 个 清单 项 目 : 预制 钢筋 混凝土 方 柱 、 预 制 钢 筋 混 
凝 土 方 管 桩 \ 钢管 桩 、 泥浆 护 壁 成 孔 灌注 桩 、 沉 管 灌注 树 、 干 作业 成 孔 灌注 桩 、 挖 孔 桩 土 ( 石 ) 
方 、 人 工 挖 孔 灌注 柱 、 钻 孔 压 浆 桩 、 灌 注 桩 后 注 浆 、 截 桩 头 、 声 测 管 。 
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MIÑ 特别 提示 


桩 基 陆 上 工作 平台 搭 拆 工作 内 容 包括 在 相应 的 清单 项 目 中 ， 若 为 水 上 工作 平台 搭 折 ， 
应 按 措施 项 目 单独 编码 列 项 。 

2. 现 浇 混凝土 构件 

本 小 节 根 据 桥涵 工程 现 浇 混 凝 土 构件 的 不 同 结构 部 位 设置 了 24 个 清单 项 目 : 混凝土 垫 
层 、 基 础 、 承 台 、 壤 ( 台 ) 帽 、 壤 ( 台 ) 身 、 支 撑 梁 及 横梁 、 壤 ( 台 ) 盖 梁 、 拱 桥 拱 座 、 拱 桥 拱 肋 、 
拱 上 构件 、 箱 梁 、 连 续 板 、 板 梁 、 拱 板 、 挡 墙 墙 身 、 挡 墙 压 项 、 楼 梯 、 防 撞 护栏 、 桥 面 铺 
装 、 桥 头 搭 板 、 桥 塔 身 、 连 系 梁 、 其 他 构件 、 钢 管 拱 混凝土 。 


ZV Na 特别 提示 ‚ № 
台 帽 、 台 盖 梁 均 应 包括 耳 墙 、 背 墙 。 < 
3， 预 制 混凝土 构件 3 


本 小 节 根 据 桥涵 工程 预制 混凝土 构件 的 不 同 结 | 
土 粱 、 立 柱 、 板 、 挡 土 墙 墙 身 、 U. R 


СУЎ 特别 提示 


< 

浙江 省 补充 规定 ; аты ЖЫҚ K. ний, алатыны 
目 单独 列 项 。 А WX 
Нар ина AKL 
4. Ми жу 

е НИКЕНИ АЛАН. ЗВ. ТЕТІ 
2%) 

5: 

ен, Жарат ажет aga 
Е. Н. Ж. 

6. 其 他 

本 小 节 主要 是 桥梁 栏杆 、 支 座 、 伸 缩 缝 、 泄 水管 等 附属 结构 相关 的 清单 项 目 ， 共 设置 
了 10 个 清单 项 目 : 金属 栏杆 、 石 质 栏杆 、 混 凝 土 栏杆 、 橡 胶 支 座 、 钢 支 座 、 盆 式 支 座 、 桥 
梁 伸缩 装置 、 隔 声 屏障 、 桥 面 排泄 水管、 防水 层 。 

各 小 节 清 单项 目的 项 目 名 称 、 项 目 编码 、 项 目 特征 、 计 量 单位 、 工 程 内 容 、 工 程 量 计 
算 规 则 、 可 组 合 的 主要 内 容 可 参见 本 书 附录 。 


ЧУ 特别 提示 


除 上 述 清单 项 目 以 外 ， 常 规 的 桥梁 工程 的 分 部 分 项 清单 项 目 一 般 还 包括 《建设 工程 工 
程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2013) 附 录 A ОРТА, 附录 本 钢筋 工程 中 的 相关 清单 
项 目 ， 如 果 是 改建 的 桥梁 工程 ， 还 应 包括 附录 K 拆除 工程 中 的 有 关 清 单项 目 。 










型 设置 了 5 个 清单 项 目 : 预制 混 凝 








[| 
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附录 丁 钢筋 工程 中 与 桥涵 工程 相关 的 清单 项 目 主要 有 : 现 浇 构 件 钢筋 、 预 制 构件 钢筋 、 
钢筋 笼 、 先 张 法 预 应 力 钢筋 、 后 张 法 预 应 力 钢筋 、 预 埋 铁 件 等 。 
附录 K 拆除 工程 中 与 桥涵 工程 相关 的 清单 项 目 主要 有 : 拆除 混凝土 结构 。 


桥涵 工程 分 部 分 项 清单 项 目 工程 量 计算 规则 


本 节 重点 介绍 桥涵 工程 中 常见 的 清单 项 目的 计算 规则 及 计算 方法 。 

1. ЖЕ 

(1) 预制 钢筋 混凝土 方 桩 :以 米 计量 ， 按 设计 图 示 尺 寸 以 桩 长 (包括 桩 尖 ) 计 算 ; 或 以 立 
方 米 计量 ， 按 设计 图 示 桩 长 (包括 桩 尖 ) 乘 以 桩 的 断面 积 计算 ， 或 以 根 计 量 ， 按 设计 图 示 数 


量 计 算 。 < 
х нана 


在 计算 工程 量 时 ， ла e А аве а 划分 不 
同 的 清单 项 目 ， 分 别 计算 其 工程 量 。 

如 “钢筋 混凝土 方 桩 ”项 目 特征 有 5 $ эй земя 

(1) 地 层 情况 。 NN 

(2) 送 桩 深度 、 桩 长 。 хы ~ 

(3) 桩 截面 。 Аў 











x 
> „Ж 
«вина. 2,05 хей. 
(5) 混凝土 强度 等 级 人 一 SS 
а ж 个 不 同 的 具体 的 清单 项 目 ， 其 钢筋 混 凝 
т 


土方 桩 的 工种 I 计算 


【 例 12-1】 某 单 跨 小 型 桥梁 ,采用 轻型 桥 台 、 钢 筋 混凝土 方 桩 基础 ,桥梁 桩 基础 如 图 12.1 
所 示 ， 试 计算 桩 基 清 单 工程 量 。 

【 解 】 根 据 图 12.1 可 知 ， 该 桥梁 两 侧 桥 台 下 均 采 用 C30 钢筋 混 凝 土方 柱 ， 均 为 直 桩 。 
但 两 侧 桥 台 下 方 桩 截面 尺寸 不 同 ， 即 有 1 个 项 目 特 征 不 同 ， 所 以 该 桥梁 工程 桩 基 有 2 个 清 
单项 目 ， 应 分 别 计算 其 工程 量 。 

(1) СЗО 钢筋 混凝土 方 桩 (400mmx400mm)， 项 目 编码 : 040301001001 

清单 工程 量 =15x6=90(m) 
(2) СЗО 钢筋 混凝土 方 桩 (500mmx500mm)， 项 目 编码 : 040301001002. 


清单 工程 量 =15.5x6=93(m) 
А 特别 提示 


(1) 打 入 桩 清单 项 目 包括 以 下 工程 内 容 : 搭 拆 桩 基础 支架 平台 ( 陆 上 )、 打 桩 、 送 桩 、 接 
ЖЕ; 但 不 包括 桩 机 进出 场 及 安 拆 ， 桩 机 进出 场 及 安 拆 单列 施工 技术 措施 项 目 计算 。 
(2) 本 节 所 列 的 各 种 桩 均 指 作为 桥梁 基础 的 永久 桩 ， 是 桥梁 结构 的 一 个 组 成 部 分 
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是 临时 的 工具 桩 .《 浙 江 省 市 政工 程 预算 定额 》(2010 版 ) 第 一 册 《 通 用 项 目 》 中 的 “ 打 拔 工 
具 桩 >?， 均 指 临时 的 工具 桩 ， 不 是 永久 柱 ， 要 注意 两 者 的 区 别 。 

(3) 各 类 预制 桩 均 按 成 品 构件 编制 ， 购 置 费用 应 计 入 综合 单价 ， 如 采用 现场 预制 ， 包 
括 预制 构件 制作 的 所 有 费用 。 


ы 
оза 156 





























一 15.0 —15.5 





(b) 桩 基础 横 剖 面 
图 12.1 桥梁 桩 基础 图 (单位 ，m) 
(2) 泥浆 护 壁 成 孔 灌注 柱 : 以 米 计 量 ， 按 设计 图 示 尺 寸 以 桩 长 (包括 桩 尖 ) 计 算 ; 或 以 立 
方 米 计量 ， 按 不 同 截 面 在 桩 长 范围 内 以 体积 计算 ; 或 以 根 计 量 ， 按 设计 图 示 数 量 计算 。 
【 例 12-2】 某 桥 梁 钻 孔 灌注 桩 基础 如 图 12.2 所 示 ， 采 用 回旋 钻机 施工 ， 桩 径 为 1.2m， 
桩 顶 设计 标高 为 0.00m， 桩 底 设 计 标 高 为 -29.50m， 桩 底 要 求 入 震 ， 桩 身 杂 用 C25 水 下 混 凝 
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土 。 试 计算 桩 基 (1 根 ) 清 单 工程 量 和 定额 工程 量 (成 孔 、 灌 注 混 凝 土 的 工程 量 )。 

【 解 】(1) 清单 项 目 名 称 : 泥浆 护 壁 成 孔 灌注 桩 (p1200、 桩 长 29.5m， 回 旋 钻 机 ，C25 
水 下 混凝土 ) 

项 目 编码 : 040301004001 

清单 工程 量 =0.00-(-29.50)=29.50(m) 

(2) 定额 工程 量 

成 孔 工程 量 =[1.00-(-29.50)]x(1.2/2) л = 34.49(m°) 

灌注 混凝土 工程 量 ={[0.00-(-29.50)]+0.8}x(1.2/2) л = 34.27(m°) 







1 


ЫХ 







) №122 某 桥梁 外 孔 灌注 桩 基础 图 
ZR же 
“Ха өзі 个 

п) жа" ЖЖ Н зг тк бе: BIRRE (В 
上 )、 埋 设 钢 护 简 、 泥 浆 池 建造 和 拆除 、 成 孔 、 入 岩 增加 费 、 灌 注 混凝土 、 泥 浆 外 运 。 计 
算 时 ， 应 结合 工程 实际 情况 、 施 工 方案 确定 组 合 的 工作 内 容 ， 分 别 计算 各 项 工作 内 容 的 
定额 工程 量 。 

(2)“ 泥 菜 护 壁 成 孔 灌注 柱 ” 清 单项 目 不 包 括 桩 的 钢筋 押 、 桩 头 的 鹤 除 、 声 测 管 的 制作 

安装 。 

(3) 人 工 挖 孔 灌注 桩 : 以 立方 米 计 量 ， 按 桩 蕊 混凝土 体积 计算 ; 或 以 根 计 量 ， 按 设计 
图 示 数 量 计算 。 

人 工 挖 孔 灌注 桩 可 组 合 的 主要 内 容 为 : 安装 混凝土 护 壁 、 灌 注 混 凝 土 。 

(4) 挖 孔 桩 土石 访 : 按 设 计 图 示 尺 寸 ( 含 护 壁 ) 截 面积 乘 以 挖 孔 深度 ， 以 立方 米 为 单位 























计算 。 
(5) REK: 以 立方 米 计 量 ， 按 设计 桩 截面 乘 以 桩 头 长 度 以 体积 计算 ;或 以 根 计量 ， 
按 设计 图 示 数 量 计算 。 
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截 桩 头 可 组 合 的 主要 内 容 包括 : 截 桩 头 、 废 料 弃置 。 

(6) 声 测 管 ， 按 设计 图 示 尺 寸 以 质量 计算 ; 或 按 设计 图 示 尺 寸 以 长 度 计算 。 

2. 现 浇 混凝土 

(Т) 混凝土 防 撞 护 栏 : 按 设 计 图 示 尺 寸 以 长 度 计算 ， 计 量 单位 为 m。 

(2) 桥 面 铺 装 : 按 设 计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 ， 计 量 单位 为 m?。 

(3) 混凝土 楼 梯 : 以 平方 米 计 量 ， 按 设计 图 示 尺 寸 以 水 平 投影 面积 计算 ;或 以 立方 米 
计量 ， 按 设计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 。 

(4) 其 他 现 浇 混凝土 结构 : 按 设 计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 ， 计 量 单位 为 m°. 


А 特别 提示 


(1) 桥涵 工程 现 浇 混 凝 土 清单 项 目 应 区 别 现 浇 混凝土 的 结 Ses. 混凝土 强度 等 级 
项 目 特征 ， 划 分 并 设置 不 同 的 清单 项 目 ， аон e a 

ш 的 钢筋 制作 安装 

(3) 浙江 省 补充 规定 : 对 于 基础 、 柱 结构 混凝土 ， 混 凝 土 模板 应 按 措 
施 项 目 单独 列 项 。 


3. 预制 混凝土 б 
预制 混凝土 清单 项 目 工程 量 с 示 尺 寸 以 体积 计算 ， 计 量 单位 为 m° 


ИЖ 特别 提示 ә а 


Oh ta mye Я а 各 构 部 位 、 混 凝 土 强度 等 级 等 
项 目 特征 ， 划 人 人 TARET |} 3 s B ры Bat: 

(2) 预制 混凝土 清单 项 目 包括 的 组 各 开 作 内 容 主 要 有 : 混凝土 浇筑 ， 构 件 场 内 运输 、 
нах. ИН, вами: 不 包括 混凝土 结 洁 构 的 钢筋 制作 安装 。 

(3) 浙江 省 补充 规定 ， 对 于 基础 、 柱 、 梁 、 板 、 墙 等 结构 混凝土 ， 混 凝 土 模板 应 按 措 
施 项 目 单独 列 项 。 

4. Я 

(1) 垫 层 、 干 砌 块 料 、 浆 砌 块 料 、 砖 砌 体 工程 量 按 设 计 图 示 尺 寸 以 体积 计算 ， 计 量 音 
位 为 mi。 

(2) 护坡 工程 量 按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 ， 计 量 单位 为 m?。 


Жк 特别 提示 


动 筑 清单 项 目 应 区 别 砌 筑 的 结构 部 位 、 材 料 品种 、 规 格 、 砂 浆 强 度 等 项 目 特征 ， 划 分 
设置 不 同 的 具体 清单 项 目 ， 并 分 别 计算 工程 量 
. 装饰 
ся 单项 目 工程 量 均 按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 ， 计 量 单位 为 m 。 
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米 计 


6. 其 他 

(1) 金属 栏杆 : 按 设计 图 示 尺 寸 以 质量 计算 ， 计 量 单位 为 tt 或 按 设计 图 示 尺 寸 以 延长 
算 ， 计 量 单位 为 m。 

(2) ARER REE: 设计 图 示 尺 寸 以 长 度 计算 ， 计 量 单位 为 m. 

(3) BRE, ӨС. АНЫ 按 设 计 图 示 数 量 计算 ， 计 量 单位 为 个 。 

(4) 桥梁 伸缩 装置 ， 按 设计 图 示 尺 寸 以 延长 米 计算 ， 计 量 单位 为 m。 

(5) 桥 面 排泄) 水管 ， 按 设计 图 示 尺 寸 以 长 度 计 算 ， 计 量 单位 为 m。 

(6) 防水 层 ， 按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 ， 计 量 单位 为 m7。 





















































т. 钢筋 工程 

现 浇 构件 钢筋 、 预 制 构件 钢筋 、 钢 筋 笼 、 先 张 法 预 应 力 钢筋 、 后 张 法 预 应 力 钢筋 、 预 
埋 铁 件 ， 按 设计 图 示 尺 寸 以 质量 计算 ， 计 量 单位 为 t。 аһ 
ПРЕ 桥涵 工程 技术 措施 清单 项 目 

根据 桥涵 工程 的 特点 及 党 NS er 
йн, 

.大 型 机 械 设备 进出 场 及 安 拆 Q 

Шок ть | as. 

具体 包括 哪些 大 型 机 械 的 进 四 二 需 结合 工程 的 实际 情况 、 结 合 工程 的 施工 组 
织 设 


设置 


线 长 
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计 确 定 。 2 т. 

2. НЕ EQ p. =. 墙 等 结 мие. 
тна ШЕ Е т? 
пиар финан ынан. 支 模 高 度 等 项 目 特征 ， 划 分 并 
不 同 的 清音 

3. МЕ 

(1) 墙 面 脚手架 ;工程 量 按 寺 面 水 平 线 长 度 乘 以 墙 面 砌 筑 高 度 计算 ， 计 量 单 位 为 m?。 
(2) 柱 面 脚手架 ;工程 量 按 柱 结构 外 围 周 长 乘 以 柱 砌 筑 高 度 计算 ， 计 量 单位 为 m?。 
(3) 仓 面 脚 手 ， 工 程 量 按 仓 面 水 平面 积 计算 ， 计 量 单位 为 m?。 

4. 便道 

工程 量 按 设计 图 示 尺 寸 以 面积 计算 ， 计 量 单位 为 m?。 

5. 便桥 
工程 量 按 设计 图 示 数 量 计算 ， 计 量 单位 为 座 。 

6. БИЕ 

工程 量 以 立方 米 计量 ， 按 设计 图 示 围 堰 体积 计算 ;或 以 米 计 量 ， 按 设计 图 示 围 堰 中 
度 计算 。 

7. 排水 、 降 水 

工程 量 按 排 、 降 水 日 历 天 计算 ， 计 量 单 位 为 昼夜 。 
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С) 12-3] 某 工程 在 K8+260 处 跨越 现状 月 牙 河 时 建设 桥梁 一 座 ， 于 2016 3 1 
日 一 3 月 7 日 进行 工程 招 投标 活动 。 月 牙 河 桥 与 道路 中 线 斜 交 70° ， 上 部 结构 采用 20m 跨 
径 的 预 应 力 空心 板 简 支 粱 ， 下 部 结构 采用 重力 式 桥 台 ， 乡 100cm 钻 孔 灌注 桩 基础 。 
装 采 用 3cm 细 粒 式 沥青 混凝土 和 水 泥 混凝土 。 采 用 С17100х15 2: 支 座 总 
度 为 2Imm。 桥 粱 工程 施工 图 如 图 7.13 ~ 图 7.34 ИЖ. 本 桥梁 был. еы 
不 在 本 次 计算 范围 ， 已 知 桥 台 基 坑 开 挖 方 量 (一 、 ч» Азаншы 其 中 人 工 辅 助 清 底 
为 257.90mm , 其 余 用 挖掘 机 挖 土 ; ЖАНА УЕЗ 5 ， 台 背 回填 砂砾 石 1 387.03m。 
已 知 原 地 面 平 均 标高 为 3.690m。 

根据 工程 图 纸 ， 编 制 该 桥涵 工程 的 招标 

ІШІ! 根据 施工 图 纸 ， 依 据 《市 政 
Еее 确定 分 部 分 项 清单 项 目的 项 目 名 称 、 
项 目 特征 、 项 目 编码 并 计算 其 请 量 ， 见 表 12-1, 


Е кы ей 






































单 。 
ЖЕТИЛ» (GB 50857 一 2013)， 参 考 


项 目 编码 ў 24 计算 公式 


040103001001 











040103001002 | 回填 方 1387.03 
з [040103002001 | 余 方 弃置 ТУСТ 考虑 è |2579.9-544.9х1.15 1953.27 
RRP 61000, 设计 桩 长 50m, 
4 [040301004001 |а 回旋 钻机 成 孔 ,C25 水 下 商 24x2 48 
品 混凝土 
040301011001 | 截 桩 头 钻 孔 灌注 柱 ，C25 混凝土 24x2 48 





040303001001 | 混凝土 垫 层 


5 
6 10cm, C10 
7 [040305001001 | ËJ: 

8 

9 


30cm, WA 
C25 混 凝 
C25 混凝土 
C30 混 凝 
C30 混 凝 : 
沥青 混 凝 


64.915x(5+0.3x2)x0.1x2 | 72.70 
查 图 7.16 220.1 
查 图 7.16 1 035.0 
835.7+36 871.7 
查 图 7.16 140.2 


















040303003001 | 混凝土 承 台 
040303005001 | 混凝土 台 身 
10 | 040303004001 | 混凝土 台 帆 






























EJF 8cm\ 细 粒 式 
上 桥 面 铺 装 4cm 





11 | 040303019001 | 桥 面 铺 装 8х20х2+12.5х20х2 820.00 
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分 部 分 项 


















































项 目 编码 = 项 目 特 征 计算 公式 工程 量 

名 称 
12 |040303020001 жы 二 桥头 |c3o ma 11.97x8+15.32x4 157.04 
13|040303021001 | 混凝土 枕 梁 ”|C30 混凝土 0.8x8+1.02x4 4.72 
14 | 040303024001 ү =н C40 АННЕ 0.431x(11+14+29) 23.27 
15 | 040303024001 т” C25 现 浇 人 行道 梁 、 侧 石 64+8 ， 14.40 








040304001001 


预制 混凝土 










947x53 















































17| 040304005001 |, C30， 人 行道 板 3 
其 他 构件 са. лик | 
е GJZ100x150 I 5% 3 
18 | 040309004001 | 橡胶 支 座 Е. К 57 
座 ， 支 座 总 厚度 为 于 mi 
桥梁 伸缩 颖 > p\ 
19 [040309007001 | 装置 m |64195х2 129.83 
жен. 
20| 040309009001 | ЕЖА [piove N] Г [оха 
ХАН 
PA кА а” 22] 6>712.1+214.9+33.9)х48 
21 | 040901004001 МАЕ СЖ ‚+ ) 94.123 
у А /1 000 
, Ж-- ХХ (2 567х2+28.4х12+37.7х 
22 | 040901001001 | ВИННАЯ ж ЖОМ 5438 780.6-1 022.8-277.8 | 14.844 
М» Z -146.5)/1 000 
) (1 5109.2x2+1 309.5х2+ 
(816.0+429.3+850.6+ 
23 | 040901001002 | 现 浇 构件 钢筋 447.9)x4+(660.6+347.6+ | 66.564 
667.7+350.9+217.4)х8+ 
242.9х12+30.4х54)/1 000 
[е 474.1х53+461.7х4+ 
24 | 040901002001 | 预制 构件 钢筋 | 圆 钢 15 28421 
1 022.8+277.8+146.5)/1 000 
(193.5х53+208.9х4+ 
25 |040901002002 | 预制 构件 钢筋 | 螺纹 钢 112.14х57+52.85х4+ 19.922 
41.73х53)/1 000 
п ЖЖ: ММ | 61524 44% , ҮМІ5-4 
26| 040901006001 370.49х57/1 000 21.18 


施 清单 项 目的 项 目 名 称 、 项 目 特征 、 项 目 编码 ， 并 计算 其 清单 工程 量 ， 见 表 12-2。 








力 钢筋 





锚 具 ， 波 纹 管 压 浆 管道 








2. 根据 工程 图 纸 、 结 合 相关 的 施工 技术 规范 要 求 及 常规 的 施工 方法 ,确定 施工 技术 措 
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表 12-2 施工 技术 措施 清单 项 目 及 其 工程 量 计 算 表 


技术 措施 
清单 项 目 名 称 








з. 根据 工程 实际 情况 , 确定 施工 组 织 措施 清单 项 目的 项 目 名 称 、 项 目 编码 , 见 表 12-3。 
#123 ”施工 组 织 措施 清单 项 目 及 其 工程 量 计算 表 


项 目 编码 组 织 措施 清单 项 目 名 称 


Z041109009001 Е 


ошонон |е. плава ЗМ | 
- 程 及 设备 保护 中 


4. A 12-4~ 表 12-9. 
В mr 
L 























Ж 
ү БЕТТ ЖЕ 
5% ЖУ 
ГӘЛ 一 
хо 工程 量 清 音 
7 
(单位 盖 章 ) (单位 资质 专用 章 ) 
法 定 代表 人 法 定 代表 人 
或 其 授权 人 ， 或 其 授权 人 : 
(签字 或 盖 章 ) 
编 制 人 : я É À: 
(造价 人 员 签 字 盖 专用 章 ) (造价 工程 师 签字 盖 专 用 章 ) 
编制 时 间 : 复核 时 间 : 
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表 12-5 总 说 明 
工程 名 称 ， 某 道路 月 牙 河 桥 工 程 第 1 页 共 1 页 
一 、 工 程 概况 
月 牙 河 桥 与 道路 中 线 斜 交 70°, ， 上 部 结构 采用 20m 跨 径 的 预 应 力 空心 板 简 支 梁 ， 下 部 结构 采用 重力 
式 桥 台 ， 有 100cm 钻 孔 灌注 桩 基础 。 桥 面 铺 装 采用 3cm 细 粒 式 沥青 混凝土 和 水 泥 混凝土 。 本 桥梁 工程 混 
凝 土 模板 、 桥 梁 栏 杆 不 在 本 次 招标 范围 。 己 知 桥 台 基 坑 开 挖 方 量 (一 、 二 类 土 )2 579.90m?， 其 中 人 工 辅助 











E 











Қ» 





| £ ы 


清 底 为 257.90ma， 其 余 用 挖掘 机 控 士 ， 基 坑 回 填 士 方 量 为 544.90m3， 台 背 回 填 砂 砾石 1 387.03m?。 已 知 
原 地 面 平均 标高 为 3.69m。 
二 、 施 工 方案 
.外 孔 灌注 柱 :采用 回旋 转机 成 孔 、 商 品 水 下 混凝土 
， 梁 板 ， 现 场 预制 。 < 
3. 施工 机 械 中 的 履带 式 挖掘 机 、 履 带 式 推土机 、 压 路 қаш 在 道路 工程 预算 中 考虑 ， 本 桥梁 
工程 不 计 。 KS 
4. 桥 台 施工 过 程 中 采用 轻型 井 点 降水 ， 共 计 250 根 ， 使 用 8 Ж. 
5 桥梁 施工 时 设置 编织 袋 围 卉 ， и Вы [Н ЕНУ 550.80m°. 
、 工 程 量 清单 编制 依据 Y 
《建设 工程 工程 量 清单 计 анды 0500—2013). N 
Златар завои ИНАТ стест) у 
Gli TER ТРЕЯ ОВ 5087—2013). XL 
市 政道 路 工 ы <, 
-OUIA 工 图 。 ЖУ 
四 、 编 制 说 明 я 
多 余 的 土方 а 运 距 由 投标 人 自行 考虑 ， 场 内 平衡 的 土方 运输 方式 由 投标 人 自行 考虑 。 
五 、 其 他 
1. 本 工 程 风险 费用 暂 不 考虑 ， 农 民工 工伤 保险 费 、 危 险 作业 意外 伤害 保险 费 暂 不 考虑 ， 本 工程 无 创 
标 化 工程 要 求 ， 本 工程 不 得 分 包 ， 本 工程 无 因 列 金额 、 计 日 工 。 
2， 安 全 文明 施工 费 按 市 区 一 般 工程 考虑 。 
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Ж 12-7 施工 技术 措施 项 目 清单 与 计价 表 
单位 (专业 ) 工 程 名 称 : 桥梁 -市 政 第 1 页 共 1 页 


项 目 编码 项 目 名 称 硕 目 特 和 д 备注 


041103001001 
041107002001 | 排水、 降水 | 轻 














表 12-8 施工 组 织 措施 项 目 清单 与 计价 者 ма, 

专业 ) 工 程 名 称 : 桥梁 -市 政 第 1 页 
项 目 名 称 计算 基数 费 率 /% 金额 /元 

1 | 安全 文明 施工 费 ү 

2 | 冬 雨季 施工 增加 费 

3 | 夜间 施工 增加 费 

4 [ 程 及 设备 保护 费 + 机 械 

5 | aus m [АА ими |с, 

6 了 人 干扰 增加 费 ИЙ], “Халел” U T 

7 

8 

9 





共 1 











页 














提前 竣工 增加 费 。 、 
[ 程 定位 复 测 中 全 
特殊 地 区 施工 a | Ai 
其 他 施 SR | pman | 














表 12-9 其 他 项 目 清单 汇总 
工程 名 称 : 市 政 
计量 单位 金额 /元 

















| 
| 
| 








注 : 本 工程 无 其 他 清单 项 目 ， 其 他 项 目 清单 包括 的 明细 清单 均 为 空白 表格 。 本 例 不 再 放 入 空白 的 明细 
清单 的 表格 。 
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A 


№... o 
ШІ гугвинсзнкя-) 


[Я 12-4] 3 T # К8+260 处 跨越 现状 月 牙 河 时 建设 桥梁 一 座 ， 于 2016 年 3 月 1 
日 一 3 月 7 日 进行 工程 招 投标 活动 。 月 牙 河 桥 与 道路 中 线 斜 交 70° ， 上 部 结构 采用 20m 跨 
径 的 预 应力 空 心 板 简 支 梁 ， 下 部 结构 采用 重力 式 桥 台 ，p 100cm 钻 孔 灌注 桩 基础 。 桥 面 铺 
RRA 3cm 细 粒 式 沥 青 混凝土 和 水 泥 混凝土 。 采 用 GJZ100x1 зик. 支 座 总 厚 





度 为 21mm。 桥 梁 工 程 施工 图 如 图 7.13 ~ 图 7.34 所 示 。 本 桥梁 凝 土 模板 、 桥 梁 栏 杆 
不 在 本 次 计算 范围 ， 已 知 桥 台 基 坑 开 控 方 量 (一 、 二 类 土 ) 尖 23879.90m2， 其 中 人 工 辅助 清 底 
为 257.90m ,其 余 用 挖 所 机 挖 土 ; ВАН, 5 с 台 背 回填 砂砾 石 387.03m°, 














已 知 原 地 面 平均 标高 为 3.690m。 

根据 工程 图 纸 和 招标 工程 量 清单 ， 试 按 en 综合 单价 法 编制 该 道路 工程 
的 投标 报价 。 

本 工程 风险 费用 暂 不 考虑 ， п, 危险 作业 意外 伤害 保险 费 暂 不 考虑 ， 
本 工程 无 创 标 化 工程 要 求 ， 本 工程 条 得 : ты 计 日 工 

【 解 】 жима» ы 投标 报价 相同 ， 具 体 可 见 








(Я 7-24]. 4 wm 
ОТЕ “= самас 工程 图 纸 , 结合 施工 方案 , 参考 《 浙 


лежит анине» Сте аекын осту, 
计算 各 组 合 荆 作 内 容 的 定额 工程 量 ， и. 


2. 根据 招 慰 工程 量 清单 中 的 施工 技术 措施 项 目 清单 、 工 程 图 纸 ， 结 合 施工 方案 ， 参 考 
《浙江 省 建设 工程 工程 量 清单 计价 指引 》( 市 政工 程 )， 确定 技术 措施 清单 项 目的 组 合 工作 内 
容 ， 计 算 各 组 合 工作 内 容 的 定额 工程 量 ， 并 确定 其 套用 的 定额 子 目 。 

3. 确定 人 、 材 、 机 单价 ， 判 定 工程 类 别 、 确 定 各 项 费 率 。 

(Т) 围 堰 所 需 黏 土 外 购 单 价 为 25 t/m, УМ15-4 为 15 元 / 套 ， 一 类 人 工 工 日 单价 为 65 

二 类 人 工 工 日 单价 为 70 元 ， 其 他 人 、 材 、 机 单价 按 浙江 省 市 政工 程 预算 定额 (2010 版 ) 
计 取 。 

(2) 根据 工程 类 别 划分 ， 本 工程 为 三 类 桥梁 工程 。 

(3) 企业 管理 费 ,利润 ,各 项 组 织 措施 费 的 费 率 按 《 浙 江 省 建设 工程 施工 费用 定额 2010 
版 ) 及 浙江 省 有 关 规 定 的 费 率 范围 的 低 值 计 取 ; 规 费 、 税 金 按 《浙江 省 建设 工程 施工 费用 定 
额 》(2010 版 ) 的 规定 计 取 。 

4. 计算 清单 计价 模式 下 ， 本 桥梁 工程 的 工程 造价 ， 详 见 表 12-10 ~ 表 12-22。 
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Ж 12-10 ”投标 报价 封面 






















投标 总 价 
м м A: 
T Ë 名 称 : 某 道路 月 牙 河 桥 工 程 
投标 总 价 (小 写 ): 5060 650.18 元 
(大 写 ): 伍佰 零 陆 万 零 陆 佰 伍 拾 元 喜 角 拥 分 
( 单位 盖 章 ) 
法 定 代 表 人 
或 其 授权 人 : 
ж м А. 
编制 时 间 : 
工程 名 称 : 某 道路 月 牙 河 桥 工 程 š 第 1 页 共 1 页 
ЕНДІГІ f 


空心 板 简 支 梁 ， У ры 
ARREAK 。 桥 梁 





月 牙 河 桥 与 道路 中 线 斜 交 70° , ost ӘЖЕНІ 20m 跨 径 的 预 应 
重力 式 桥 台 ，# 100cm 钻 孔 灌注 уе 18435 ЖЕЛІ ош Үк ў 
CEMT Bin 7.13— R 7.34 МДС. жіне ГЕ а. 已 知 

坑 开 控 方 量 (一 、 二 类 沁 ) 为 2379.90m2， 其 中 а 为 257.90m*， 其 余 用 挖掘 机 挖 土 ; 
量 为 мм, 会 背 回 填 砂砾 石 EA ] 原 地 面 平均 标高 为 3.69m。 


а 旋转 机 成 孔 、 ғ +. 
2. 制 Ë: 
械 中 的 


3. 施工 机 履带 式 挖掘 机 、 履 带 式 推土机 、 压 路 机 的 进出 场 费 在 道路 工程 预算 中 考虑 ， 本 桥梁 
工程 不 计 。 
ы 桥 台 施工 过 程 中 采用 轻型 井 点 降水 ， 共 计 安 装 井 点 管 250 根 ， 使 用 8 X. 

.桥梁 施 НВ, 卉 项 高 于 设计 水 位 0.5m, НЕЙ 550.80? 。 
多 余 土 方 用 自 卸 车 外 运 ， 运 距 8km; 泥浆 外 运 运 距 10km。 
、 人 、 材 、 机 价格 确定 
一 类 人 工 工 日 单价 为 65 元 , 二 类 人 工 工 日 单价 为 70 元 , 围 堰 所 需 黏 士 外 购 单价 为 25 元 /ms, YM15-4 
为 15 元 / 套 ， 其 他 人 、 材 、 机 单价 按 《 浙 江 省 市 政工 程 预算 定额 》(2010 版 ) 计 取 。 
四 、 工 程 类 别 及 费 率 取 定 
本 工程 为 三 类 桥梁 工程 。 企 业 管理 费 、 利 润 、 各 项 组 织 措施 费 的 费 率 按 《 浙 江 省 建设 工程 施工 费用 
定额 》(2010 版 ) 及 浙江 省 有 关 规 定 的 费 率 范围 的 低 值 计 取 ; 规 费 、 税 金 按 《浙江 省 建设 工程 施工 费用 定 
额 》(2010 版 ) 的 规定 计 取 。 
五 、 编 制 依据 
1. 月 牙 河 桥 工程 招标 图 纸 。 
《浙江 省 市 政工 程 预算 定额 》(2010 版 )。 
《浙江 省 建设 工程 施工 费用 定额 》(2010 版 )。 
浙 建站 计 [2013]64 号 一 一 关于 《浙江 省 建设 工程 费用 定额 》(2010 版 ) 费 用 项 目 及 费 率 调整 的 通知 。 
建 建 发 [2015]517 号 一 一 关于 规范 建设 工程 安全 文明 施工 费 计 取 的 通知 。 
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表 12-12 工程 项 目 投标 报价 汇总 : 
工程 名 称 ， 某 道路 月 牙 河 桥 工程 第 1 页 共 1 页 









金额 /元 
5 060 650.18 
5 060 650.18 
5 060 650.18 












表 12-13 工程 项 目 投标 报价 汇总 表 
УИ) ТЖ: 桥梁- 市政 第 1 页 共 1 页 
汇总 内 容 计算 公式 金额 /元 
工程 量 清单 分 部 分 项 工程 费 | 王 ( 分 部 分 项 工程 和 单价 )< 4469 338.26 
1， 人 工 费 + 机 械 费 ИЛ ІТ ДІ 1365 748.05 
措施 项 目 费 
-) 施工 技术 措施 项 目 费 
. 人工 费 + 机 械 费 
2) 施工 组 织 措施 项 目 费 
安全 文明 施工 费 
， 冬 雨季 施工 增加 费 1 (1+2)х0% 
‚ инет 2012 f 
БИЧ _ |(1+2)х0.02% x Z ša 
дна, (1+2)х0%^ 
-iJ АННЫ |(1-252%5- 
. ем  |аз»2х0% 0.00 
я 测 费 (1+2)x0.03% 428.22 
.特殊 地 区 施工 增加 费 (1+2)x0% 0.00 
-组 织 措施 费 按 相 关 规 定 计算 0.00 
三 “| 其 他 项 目 费 按 清单 计价 要 求 计算 0.00 





















312 343.21 
118 215.88 
61 658.82 


194 127.33 
164 722.75 
0.00 
142.74 
285.48 
0.00 
28 548.14 





































































四 “| 规 费 13+14 104 200.70 
13. 排污 费 、 社 保费 、 公 积 金 | (1+2)x7.3% 104 200.70 
14. 农民 工 工伤 保险 费 按 各 市 有 关 规定 计算 0.00 

五 “| 危险 作业 意外 伤害 保险 费 按 各 市 有 关 规 定 计算 0.00 

六 “| 单列 费用 单列 费用 0.00 

七 “| 税金 (一 + 二 + 三 + 四 + 五 + 计 税 不 计 费 )x3.577% 174 768.01 

А |F (一 + 二 + 三 + 四 + 五 + 六 + 七 )x0% 0.00 

A “| 建设 工程 造价 -二 4 二 = 几 5 060 650.18 
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12-18 施工 组 织 措施 项 目 清单 与 计价 表 
单位 (专业 ) 工 程 名 称 ， 桥 梁 - 市 政 第 1 页 共 1 页 









金额 /元 






项 目 名 称 计算 基数 费 率 /% 


























安全 文明 施工 费 ATRN 11.54 164 722.75 

其 他 组 织 措施 费 29 404.58 
2.1 冬 雨 季 施工 增加 费 AT R+ 0 0.00 
2.2 夜间 施工 增加 费 AT H+H 0.01 142.74 
2. 已 完工 程 及 设备 保护 费 人 工 费 + 机 机 0.02 285.48 























2. -次 搬运 费 AT R+ 0.00 
2. 行车 、 行 人 干扰 费 增加 费 AT H+H 28 548.14 
ЛТ #+0 0.00 



















工程 定位 复 测 费 
特殊 地 区 施工 增加 费 
措施 费 





3 
4 
5 
2.6 “| 提前 竣工 增加 费 
7 
8 
9 








工程 名 称 : 市政 б 

项 目 名 称 ттш 

暂 列 金 额 
ИВА | e] oo | 









总 承包 服务 费 


A 计 


注 : 本 工程 无 其 他 清单 项 目 ， 其 他 项 目 清单 包括 的 明细 清单 中 金额 均 为 零 。 本 例 不 再 放 入 相应 的 明细 





表 12-20 主要 工 日 价格 表 
单位 (专业 ) 工 程 名 称 ; 桥梁 -市 政 第 1 页 共 1 页 















一 类 人 工 163.824 65 
2 | -类 人 工 12 272.540 70 
人 工 (机 械 ) 1 869.466 70 
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表 12-21 主要 材料 表 
单位 (专业 ) 工 程 名 称 : 桥梁- 市政 第 1 页 共 1 页 









编码 材料 名 称 































1 YM15-4 锚 具 456.001 15 

2 0101001 | 螺纹 钢 173.679 3780 
3 0107001 | #92226 21.963 5640 
4 0109001 | 圆 钢 54.763 3850 
5 0401031 | 水 泥 762 796.738 | 0.33 
6 0403043 | 黄 砂 ( 净 砂 ) 2 175.609 62.5 
7 0405001 | 4 49 








IERA k F ИЯ ñ 


8 0433062 
13115031 
0409481 
8021221 е 2. É Д 07.370 5 
8021271 混凝土 K s 266.104 














单位 (专业 ) 工 程 名 称 : 





























































732.633 5 
1 105.38 
295.336 5 
505.822 5 
2kg * m 3. 21.7964 
沥青 混凝土 推 铺 村 0.795 843.950 5 
转盘 钻 孔 机 #1 500 255.733 477.594 9 
履带 式 电动 起 重 机 St 328.882 171.71 
9 自 卸 汽车 12t 41.956 698.776 5 
10 |Н 50t 11.071 1314 
11 预 应 力 拉 伸 机 YCW-150 16.472 80.4 
12 ”| 电动 卷扬机 单 简 慢 速 SOkN 69.695 120.744 4 
13 电动 卷扬机 单 简 慢 速 100kN 4.953 182.522 
14 双 锥 反 转 出 料 混凝土 搅拌 机 3501. 165.549 123.726 1 
15 灰 浆 搅拌 机 2001. 8.250 85.5729 
16 钢筋 切断 机 # 40 56.625 38.823 4 
и 40 93.650 20.951 2 
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续 表 





机 械 设 备 名 称 




































电动 多 级 离心 清水 泵 H<180m 14.250 400.579 5 
19 污水 泵 $ 100 14.250 116.51 
20 22538 100 331.358 210.528 4 
21 高 压 油泵 80МРа 16.472 194.543 3 
22 “| 射流 井 点 泵 最 大 抽 吸 深度 9.5m 120.000 55.3879 
23 交流 弧 焊 机 32КУ - А 350.821 90.3566 
24 “| 对 焊 机 容量 75kV А 8.649 123.056 6 
2: 电动 空气 压缩 机 m/min 49.9962 








液 HYB50/50-1 型 ; Ë 80.928 
车 式 起 重 机 75t ; 5.66 2 666.051 5 





бй А. 


m > P. 
SES 32 
泥浆 运输 车 St | аж 347.984 


— 


с 
аи +. на Wu Уй ЖТ зе Жой Н? 
KG] 














2. “ 钻 孔 灌注 柱 ” поста 有 规则 相同 吗 ? 

3. жуы шн 清单 项 шылы а 容 是 否 包括 钢筋 笼 ? 是 否 包括 截 
柱头 ? AS 
P N. Ри 
柱头 ? 

5. “泥浆 护 壁 成 孔 灌注 柱 ?清单 项 目 可 组 合 的 工作 内 容 是 否 包括 陆 上 支架 平台 的 搭 拆 ? 
是 否 包 括 水 上 支架 平台 的 搭 拆 ? 

6. 桥涵 工程 现 浇 混 凝 土 的 模板 在 编制 工程 量 清单 的 时 候 ， 如 何 处 理 ? 

7.“ 泥 浆 护 辟 成 孔 灌注 柱 ” 清单 项 目 可 组 合 的 工作 内 容 是 否 包括 声 测 管 的 制作 、 安 装 ? 

8. “BR Ж” 清单 项 目 可 组 合 的 工作 内 容 有 哪些 ? 

9. 新 建 的 简 支 梁 桥 (轻型 桥 台 、 钻 孔 灌 注 桩 基础 ) 工 程 通常 包括 哪些 分 部 分 项 清单 
项 H? 

10. 改建 的 简 支 梁 桥 ( 轻 型 桥 台 、 钻 孔 灌注 桩 基础 ) 工 程 通常 包括 哪些 分 部 分 项 清单 项 目 ? 
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附录 ”市政 工程 清单 项 目 及 其 
计算 规则 、 组 合 工作 内 容 





































1. 土石 方 工程 
0) 土方 工程 ， 见 附 表 -1。 А 
‚ № 
附 表 -1 
项 目 计量 тев 
项 目 编号 了 54 组 合 的 主 容 
шна” va | TEWE и салы 可 组 合 的 主要 内 容 
1. ЛЯ 
2. 机 械 挖 土方 
нж | 打 拔 工 
2. +Á а Ж. И. ЧЕ 
040101001 | 274 |" Ей ИН |3. mo o —— 
Еу |2. ва) нн | И Л э ече ын 
” {у Жн 6. 推土机 推 土 
, х— SC sa amam [T ЕСЕ, аа 
KX же Мы 上 方 
4% ж ZA -Д 
(4l 从 в. НЕ 
4 1 基 坑 土方 
2 Е 
1. жк 5 
按 设计 图 示 尺 |2. 土方 开 挖 | 
040101002 |12508 |1. 寸 以 基础 垫 层 |3. 围 护 ( 挡 土 板 ) = 
“| +z |. 及 拆除 
4. [Ls e 
5. 7. 装载 机 装 松散 土 、 装 运 
+J 
8. 
т. 排 地 表 水 |i. 
按 设计 图 示 尺 |2. 土方 开 挖 |>. 
040101003 | 8 |1. ESM |, | 十 以 基础 垫 层 | 3. BGEO 5 
土方 |2. 挖 土 深度 底面 积 乘 以 控 | 及 拆除 и м 
士 深度 计算 |4. 基底 针 控 
5. 场 内 运输 5. AT38, BEN 

















附录 市 政工 程 清单 项 目 及 其 计算 规则 、 组 合 工作 内 容 
















т === | 
项 目 编号 25 项 目 特征 ы 工程 内 容 可 组 合 的 主要 内 容 



















LE 地 表 水 |6. 推土机 推 土 
上 方 开 挖 |7. 装载 机 装 松散 土 、 装 运 
. 围 护 ( 挡 土 板 ) | 土方 


按 设 计 图 示 尺 
寸 以 基础 垫 层 
底面 积 乘 以 控 
土 深度 计 和 4. ERER | НН 


挖 基 坑 |1. 土壤 类 别 


040101003 ү 
+J; |2. 挖 土 深度 





1. 土壤 类 别 
42 |2. 平 洞 、 斜 
土方 | 洞 (坡度 ) 








按 设计 图 示 断 |1. 排 地 表 水 

面 乘 以 长 度 以 |2. 土方 开 挖 

体积 з. 场 内 运输 - 
/ 











040101004 





№, 

















按 设计 图 示 位 泥 、 流 砂 


砂 


挖 淤泥 、| 1， 控 掘 深度 


010100 
040101005 流 砂 |2. 运 距 




















(2) 石 方 工程 ， 见 附 表 -2 。 / > Е 
€ УХ 
附 表 -2、 程 (编码 : 040102) 


计量 。 TER Е 
特征 、 вю ини. ІНЕ 可 组 合 的 主要 内 容 





项 目 编号 


. 排 地 表 水 

Ж ИЕ |2. ЖОН 
т ЛЗ ЕЙ. |3. 修整 底 、 边 
， 场 内 运输 












1. 岩石 类 别 
开 溺 深度 


>, 
ç 
040102001 р? 
4 


按 设 计 图 示 尺 
寸 以 基础 垫 层 

面 乘 以 挖 石 
深度 计算 


非 地 表 水 
HARM 









040102002 |44127 





F Q ID с 


场 内 运输 


























按 设计 图 示 尺 |1， 排 地 表 水 
_ |. 263898 寸 以 基础 执 层 |2， 石 方 开 溺 

ENEN 
040102003 [EERE ее 底面 乘 以 挖 石 |3， е, М 
深度 计算 |а. az 
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附 表 -3 ”回填 方 及 土石 方 运输 (编码 : 040103) 


(3) 回填 方 及 土石 方 运输 ， 见 
项 
项 目 编号 项 目 特 征 
名 称 
1. 密实 度 
2. 填 方 材料 品种 
回填 方 
040103001 | 回填 方 3， 填 方 粒 径 要 求 
4. 填 方 来 源 、 运 距 
„у 
>Я 
“А 
‚О 
АЯ RH рь 
F Ep 
> 


386 








(4) 挖 方 应 按 天 
(5) 沟 槽 、 基 坑 、 一 般 土石 方 
O 底 宽 7m 以 内 ， 且 底 长 大 了 
© 底 长 小 于 底 宽 3 倍 以 下 ，] 





附 表 -3。 


工程 量 
计算 规则 


工程 内 容 


1. 按 挖 方 清单 
项 目 工程 量 加 
原 地 面 线 至 设 
计 要 求 标高 间 |1. 运输 
的 体积 , 减 去 基 |2. ДО] 


m, msaare |5695 


入 体积 计算 


的 划分 应 符合 下 列 规定 。 





@ 超过 上 述 范围 ， 应 按 一 般 土石 方 计算 。 


2. 道路 工程 
(1) 路 基 处 理 ， 见 附 表 -4。 


3. 装载 机 装 松散 土 、 装 运 








F 底 宽 3 倍 以 上 应 按 沟 档 计 算 。 
且 底 面积 在 150m? 以 内 应 按 基 坑 计算 。 


可 组 合 的 主要 内 容 


1. 人 工装 、 运 土方 


2. 装载 机 装 松 散 土 、 


装运 
+# 
з. {да+ 


4. 明 控 厂 方 运输 






АННУ 

ШЕКЕР 
7. 人 工 填 土 、 夯 
8. 机 械 填 土 碾 压 
9. 机 械 填 士 好 











10. 路 基 填 筑 砂 、 塘 漆 、 粉 


煤 灰 
1. 人 工装 、 运 土方 
土 机 推 土 











输 
6. 挖掘 机 挖 石 渣 
7. НЕ 


挖 石 方 运 








然 密 实 度 体积 计算 ， 填 方 应 按压 实 后 体积 计算 。 


附录 Шаку 


项 目 及 其 计算 规则 、 








附 表 -4 ”路 基 处 理 (编码 : 040201) 













可 组 合 的 








项 目 计量 
Е н 2 EOR 
项 目 编号 ды 项 目 特征 单位 《工程 量 计算 规则 — 工程 内 容 
1， 排水 竖井 种 关 、 ы. 
| 断面 尺寸 、 排 列 方 2， 铺 设 砂 垫 层 、 窗 
0405010901 预 压 | 式 、 间 距 、 深 度 ый 
u 地 基 |2. 预 压 方法 
TATA з. ER. Нин 
3。 预 压 荷载 、 时 间 о ия 
砂 垫 层 厚度 气 设备 安 拆 、 抽 真空 
ашы 4， 材 料 运输 
sermant) ы 
ШҮЙ |); 以 面积 计算 ТІ (材料 
040201002 | 地 基 |У унуш И 
Hi 
4. 夯 填 材料 种 类 
1. 振 冲 加 密 
040201003 
2; Е 浆 运输 

















1. PEK 

















040201004 2， 消 解 石灰 
1. 
040201005 2. 
1. Я 
040201006 5 改换 片 石 
ША 1. 抛 石 挤 淤 2 
EL Ж, Ж ВАХ 
040201007 PEN 材料 品种 、 规 格 2. ИЖЕ. EX Ш ЕЕ А 
кү 1. 制作 砂 袋 
a |1. 直径 M 
袋 装 не 2. 管 алк 
040201008 | 砂 井 |2， 填 充 料 品种 а 袋 装 砂 井 
3. 深度 按 设 计 图 示 尺 寸 я 
以 长 度 计算 - 
ав ! 1 安装 排水 板 
040201009 |... Мераж. 2. 沉 管 插 板 塑料 排水 板 
排水 板 
3. RE 
1. 以 米 计 量 ， 按 
设计 图 示 尺 寸 b 
1. 地 层 情况 4 Сүй нал. 填料 、 
振 冲 桩 |2. 空 桩 长 度 、 桩 长 | 1 КИНГ 20 
040201010 | ,, К . 以 立方 米 计 PN 碎 石 振 冲 桩 
(填料 ) |3. ЖНЕ 量 ， 按 设计 桩 截 2. 材料 运输 
4. 填充 材料 种 类 ИЕ 3. 泥浆 运输 











面 乘 以 桩 长 以 体 


积 计算 
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项 目 
名 称 





项 目 编号 


项 目 特征 


工程 量 计算 规 则 工程 内 容 


1. 以 米 计量 ， 按 









续 表 


可 组 合 的 




























1. 地 层 情况 设计 图 示 尺 寸 以 
2. FKE, гы 桩 长 计算 . RIL 
040201011 | WEHE |3， 桩 径 2. 以 立方 米 计量 ， 填充 、 振 实 
4. 成 孔 方法 按 设 计 桩 截面 乘 |3. 材料 运输 
5. МЕРЕ, 2 以 桩 长 (包括 桩 
尖 ) 以 体积 计算 
1. 地 层 情况 ‚юй, 
水 泥 粉 |2. 空 桩 长 度 、 桩 长 按 设 计 图 示 尺 十 
040201012 | 煤 灰 碎 |3. pe 以 桩 长 (包括 桩 | 2; СШ = 
石柱 |4. 成 孔 方法 尖 ) 计 算 < 
5. е 
1 š тке. KW 
深层 |2. SEER ya пазове на |e D түре 
040201013 | 水 泥 搅 |3， 桩 截面 尺寸 2, а ТЕ 
拌 柱 |4. жашна. Š ` 


040201014 | 粉 喷 桩 








2. ЗИК. ШК 
















2. 材料 运输 





. МЕРЫ, 
搅拌 提升 成 桩 
2. 材料 运输 


喷 粉 


. 成 孔 








Ж JW PE bt: 
( 喷 粉 ) 










































35 з. вен = -KUME Pi 
bt 4. 旋 喷 类 型 、 方 法 2 
т 5， 水 泥 强度 等 级 、 2. ИЖ 
ви 
1. 地 层 情况 
ч e ШЕ, | 接 没 计 图 示 尺 寸 |1. mA au S 
040201016 | 石灰 桩 5 以 桩 长 (包括 桩 |2. EA іннің 运 
4. 成 孔 方法 类 ) 计 算 输 、 
5. ВЯ, т 2. 消解 石灰 
合 比 
1. 地 层 情况 
K+ |2. FEKE, K 按 设计 图 示 尺寸 |1. RIL 
040201017 | ( 士 ) 挤 |3. ЖИЕ 以 桩 长 (包括 桩 |2. 灰 土 拌和 、 运 输 、 
ЖЕ |4. 成 孔 方法 尖 ) 计 算 填充 、 夯 实 
5。 灰 土 级 配 
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项 目 及 其 计算 规则 、 台 




















тН 可 组 合 的 
项 目 编号 项 目 特 和 工程 量 计 算 规 则 工程 内 容 
TERS i 页 目 特征 程 量 计算 规则 程 内 容 8 
1. 地层 情 况 — 
2， 空 桩 长 度 、 桩 长 22. 
| г 2 孔 、 填 料 、 
040201018 | 88% |3 #8 按 设计 图 示 尺 寸 | 
Ph |4. 成 孔 方法 以 桩 长 计算 和 
5， 柱 体 材料 种 类 、 = 
配合 比 Ед 
1. 地层 情 ; 
| 1。 以 米 计量 ， 按 
2. 成 孔 深度 、 间 距 ксн. i 
з. 浆液 种 类 及 配 RT ETR з | 
地 基 жы 8 深度 计算 
040201019 注 浆 合 比 
ШЕГЕ >) 1 浆液 制作 、 压 浆 
5. 水 4. 材料 运输 2, 
用 量 
1， 厚 度 N 材料 拌 合 、 运 输 
“| 以 铺设 面积 计算 
рз E: 料 品种 i 
040201020 | ##&} |2. нн, 26 ми ni 
及 比例 522 压 实 
a a 规格 кта 
040201021 
Ы. Е 
и 措 接 方式 з. 固定 
1. 模板 制作 、 安 装 、 
人 Sagi 安装 、 [5 
2. 基础 、 垫 层 : j 3. 
a BREM 2. 基础 、 垫 层 铺 筑 
„ | 料 品种 、 厚 度 | 
排水 沟 з. 混凝土 拌和 、 运 
040201022 、 |3. WEHE и i w 8% 
截 水 沟 按 设计 图 示 尺 寸 | 输 、 浇 筑 
4. 砂浆 强度 等 级 Eee 
5. них 以 长 度 计 算 . 侧 墙 浇 捣 或 砌 筑 
6. ЖЫН. Я кни S 
шыныны 。 盖 板 安装 8. 盖 板 制作 、 
安装 
1. 材料 品种 、 规 1. РЕЯ 
040201023 | 盲 沟 иш жк 铺 筑 — 








2. 断面 尺寸 


































2. 滤 管 盲 沟 
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(2) 道路 基层 ， 见 附 表 -5。 
附 表 -5 ”道路 基层 (编码 : 040202) 
项 计量 
项 目 编号 RA 项 目 特征 ч 工程 量 计算 规则 工程 内 容 可 组 合 的 主要 内 容 
° ты. 按 设 计 道路 底 基 层 图 |1. 放样 
ТЕРІП | FGD |> ani ЖЕЛТ ТТТ 
а Е 扣除 各 类 井 所 占 面积 |3. WERA 
石灰 稳 |1. 水 泥 含 量 
040202002) 21 |。 厚度 
水 泥 稳 |1. 水 泥 含量 
0402020031 | 厚度 
4 
石灰 、 粉 |1， 配合 比 AAA 
基层 
940202004 йж. +|2. 厚度 <“ 2 2 
' 1， 配 合 比 1. 拌和 1. 石灰 、 碎 石 、 土 基层 
石灰 、 碎 | < а Б---- 
040202005) = ь |2 Е 28205 © иш| ӨН | 顶层 Е 
3 š 3. 铺 筑 
] 除 各 种 井 взр | лы Saser эсш 
石灰 、 粉 | 2 4. RF Т. ЖЖ, О) 
| 2. REDHA 5. 碾 压 。 ”| 石 基层 
040202006 | BE K. 1% эж 
А 规格 ШЕ ИТ 
EDE енесі , 25 2. 顶层 多 合 土 养生 
040202007| 粉 煤 灰 | 厚度 X 
040202008 | Wit | 厚度 矿渣 底层 
040202009 | 1% 砂砾 石 底层 
> 
1. 石料 规格 ЕВЕ 
040202010] #7 |" 厚度 卵石 底层 
ШЕТІ? ет 
040202011] 碎 石 2， 厚 度 碎 石 底层 
_ 1. 石料 规格 w. 
040202012| HE 2. ик 块 石 底层 
SENI Ч 
040202013 шрек | 万科 规格 1. 拌和 
ИЕ 按 设计 图 示 尺 寸 以 面 | 运输 
粉 煤 灰 |1. 配合 比 RP ES 3. 铺 筑 |L 
040202014] — | үн 7 4 找平 2. 
H 743 
水 泥 稳 |1. 水 泥 含量 єх, Ë 
040202015| ЗЕРЕ |2. 石料 规格 вй р. 
( 砾 ) 石 |3. 厚度 з. 顶层 多 合 土 养生 
А 1. 沥青 品种 
沥青 稳 ns РЕН 
2. 石料 粒 沥青 稳定 
040202016 | 定 碎 厂 石料 粒 径 历 青 稳定 碎 石 
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3. 厚度 
























(3) 道路 面 层 ， 










项 目 编号 










项 目 
名 称 


附录 хана 





项 目 及 其 计算 规则 、 台 





项 目 特征 






计量 


单位 


工程 量 计算 
规则 


道路 面 层 (编码 : 040203) 


工程 内 容 


ШЕЕ 3263 





















沥青 表面 | 1. 沥青 品 利 。 喷 油 、 布 料 ñ И 
沥青 表面 处 ; 
040203001 жи |2. EA ` RE 历 青 表面 处 治 
. RARE 
040203002 pe h "ш 按 设计 图 示 |2， 喷 油 、 布 料 “| 沥青 贯 入 式 路 面 
_ 尺寸 以 面积 |3. 906 

透 层 、 |1. 材料 品种 

040203003 


040203004 





040203005 


040203006 


ШЗ 


Б 


RERA 


2. 喷 油 量 
材料 品 利 


1. 沥青 品种 
2. 石料 规格 
3. 厚度 





1. 混凝土 强 





应 扣除 平 石 
所 占 面积 





尺寸 以 面积 |、 


























黑色 碎 石 路 面 


沥青 混 凝 ш 
上 路 面 
细 粒 式 


“ 泥 混凝土 路 面 


> 


ВАННА, ot 

























水 泥 度 等 级 计算 ， 不 扣 3. 混凝土 路 面 刻 防滑 模 
ши. |2 PR 除 各 种 井 所 | 
040203007 TESES. а. тщде 占 面积 ， 带 
4. КЕМ 平 石 的 面 4. 水 泥 混凝土 路 面 养 
应 扣除 平 石 a 
В k 5% 
所 占 面积 。 | 8， 路 面 养护 
040203008 1. 块 料 品 1. 铺 筑 垫 层 
种 、 规 格 1. НЗ 
块 料 面 层 |2. 垫 层 : М 2. 铺 砌 块 料 
Ж k 
040203007 料 品种 、 厚 з. ж, див |? АА 
度 、 强 度 等 级 
040203009 кшш |> ЗЕ” 1. 配料 








2. 厚度 






. Я 
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(4) 人 行道 及 其 他 ， 见 附 表 -7。 
附 表 -7 人 行道 及 其 他 (编码 : 040204) 

















РН 





项 目 特征 
按 设 计 人 行道 图 示 





ы 1. 部 位 尺 十 以 面积 计算 ，|1， 放样 人 行道 路 
ик e- 范围 不 扣除 侧 石 、 树 池 (о. аж КРЕ 

和 各 半 并 所 右面 积 
ETET г. 和 和 
есемді 12. а. Ж НН ЕШ 
Шш. | mw 按 设计 图 示 尺 寸 以 н 2. 人 行道 
,图形 i 不 扣除 块 料 铺设 





i N . 模板 制作 、 安装、 
A 










ч i. енна її {п | уа 

040204003| | & ире ыз 2. 基础 、 垫 层 铺 筑 
行道 及 |3. 基础 、 垫 层 : 材料 品 N< з. 混凝土 拌和 、 运 
进口 坡 | 种 、 厚 度 т м 





输 、 浇 筑 







安 砌 侧 |1， 材 料 品种 、 规 格 
040204004 | ( 平 、 缘 )|2. 基础 、 垫 层 : # 
ж | 种 、 厚 度 








石 安 砌 
1. WFE 


1. 模板 制作 、 安 装 、 Ru ЖИ 


mam |Z 拆除 
040204005 |. #912 с 2. Ж 
3. 基础 、 垫 层 铺 筑 
4. МІСЕ. НЗ 






强度 等 级 
.基础 、 垫 层 : 材料 品 


2. 现 浇 侧 、 
平 石 









1. 拆除 夸 
妇 设 计 图 示 路 面 标 砌 检查 井 





































жа. |1. 材料 品 种 ты КЕН F 
040204006 Pri 2. 检查 井 规格 НЕ N Ы өзі 4.” 
3， 平 均 升 ( 降 ) 高 度 Т —— 
3， 砖 墙 井 
1. ЗН, НХ |1. 05084 
иш | ИНАЯ ж 示 以 数量 | 2， 树 池 而 筑 。 ”| 池 


040204007 2. 树 池 尺 寸 


Бл 3， 树 池 盖 材 料 品种 3. 瘟 面 材料 运输 、|2. БІЗІ 


安装 制作 ,安装 

















1. 材料 品 利 
预制 电 |2. 规格 尺寸 1. 基础 、 垫 层 铺 筑 
040204008 | 缆 沟 |3. 基础 、 垫 层 : 材料 品 2. 预制 电缆 沟 安装 
铺设 | 种 、 厚 度 3. па 223 
4. 盖 板 品种 、 规 格 

















附录 аще 





3. 桥涵 护岸 工程 
(1) 桩 基 ， 见 附 表 -8。 


附 表 -8 ” 桩 基 ( 编 码 : 040301) 




















ЯН 计量 工程 量 可 组 合 的 
J 编号 项 $i = 
Ша” a Ы 计算 规则 主要 内 容 


拆 |1. 搭 拆 桩 基 














1. 
1. 地 层 情况 о 
预制 钢 |2. 送 桩 深度 、 桩 长 | 1. i TEA а 
040301001 | ЖИ |3. 桩 截面 21 . 以 米 计 量 ， 按 设计 4. ми Е — 
+ |4. БИШНЕ з. 根 | 图 未 尺寸 以 柱 长 (包括 |$ p 3. В 
5. 混凝土 强度 等 级 桩 尖 ) 计 算 «Ж 
2. Ижий, % —- 
т. 地 层 情况 gi 
2. 送 桩 深度 、 rE қ M 
预制 钢 |3 
040301002 | IRRE |4. Ер 
ЕЕ |5. 桂 尖 设置 及 类 
6. 混凝土 
7. 填充 材料 种 类 
Н |1 ， 搭 拆 标 基 
ш 保平 台 





үйін ; jitt 
БЕК р м 
| raw ERRE, ВЕК №. КҮНІ шіге 
М0 4 质 -以 质量 计 ж ЕНЕ = 

040301003 | EAE |4. 06. М ` 5. 切割 钢管 

2. 以 根 计 量 ， 按 设计 | 7， 切 割 钢管 、 精 

5. ИМЕ Mirit, н "aan 
6 
7 








‚ 填充 材料 种 类 mana н "инни Е 
.防护 材料 种 类 ыш туршы =s 





.工作 平台 搭 拆 |1. 工作 平台 
. 桩 机 移 位 搭 拆 












1. 以 米 计量 ， 按 设计 





1. 地 层 情况 т s 

ср Жш, nr) НИ о P 

泥浆 护 д . kapa - Rl EBE f3, 回旋 钻 孔 

040301004 | 壁 成 孔 |> И Е Е === 

жеге 成 了 方法 m иенен ет ЕГІЗІ 
Us. маман” ”| 内 以 体积 计算 А НАТИ А 

度 等 级 з. 以 根 计量 ， 接 设计 | ТЛ ЕМЕ БЕТТІ 


7. 打桩 场地 硬化 
кыдыы 及 泥浆 池 、 泥 浆 沟 | 6. 灌注 混凝土 
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项 目 工程 量 可 组 合 的 
项 目 编号 工程 内 容 
SERJI 2 计算 规则 90 主要 内 容 






























1. 
2. .工作 平台 搭 拆 
8: ， 桩 机 移 位 
沉 管 灌 |4. .以 米 计量 ， 按 设计 |3. 打 ( 沉 ) 拔 钢管 
080005 жы, 寸 以 桩 长 (包括 |4。 桩 尖 安 装 
6. 混凝土 制作 、 
7. 混凝土 种 类 、 š k 运输 、 灌 注 、 养 护 
度 等 级 i 桩 长 (包括 桩 
1. 地 层 情 况 尖 ) 乘 以 桩 的 断面 面积 
2. 空 桩 长 度 、 桩 长 计算 
二 作业 |3. В я з 
040301006 | 成 孔 灌 |4. 扩 孔 直径 、 高 度 ш тт 
i 4. 混凝土 制作 、 
5. 成 孔 方 ; E. 48. 
6. 混凝土 种 类 、 强 


度 等 级 





ВЕК 1. 人工 挖 孔 
ЕТІ: — 
挖 孔 桂 |1. 土石) 类别 ` 安 设计 图 示 尺 寸 ( 贪 扩 в іс 2， 控 淤泥 、 
040301007 | 士 ( 石 ) | 2， 控 筷 深度 17 GAR |ның” i АНИ 
ЖЕРГІ 度 以 立方 米 海 单位 计算 | С ' (з. Рени 
№ |з. Я Жы ТУГЕ 


加 费 
1. 安装 混 凝 
EIPRE 
































GAEE Ж, 
/ DEGE. P 人 





























PRERE, & 
ләр 0 ‚|1. 以 立方 米 计 量 ， 按 Ы 壁 制作 、 安 
040301008 пк 3. ШЕЛ, RBE ВЕЛЕ ВТ 混凝土 制作 
к |+ Pena] |” з. инки. тете Битен 
“| 强度 等 级 图 示 数 量 计算 、 灌 注 、 振 捣 、|2. 灌注 混凝土 
5. БЕНЕН 
ЕТТ 
ч -. ， 以 米 计量 ， 按 设计 |1. ЫЙ, FEK 
040301009 | МЕ 3. BL | 示 尺寸 以 桩 长 计算 | 管 、 投 放 骨 料 
ЖЕ | sarna 22. 以 根 计量 ， 按 设计 | 2。 浆液 制作 、 运 
4. 骨 料 品种 、 规 格 ЖНГ үр 
5. 水 泥 强度 等 级 НИ 1. ЖЛ 
1. 注 浆 导 管材 料 、 
ыны 1. 注 浆 导管 制作 、 
灌注 桩 | реек 示 以 注 浆 孔 | 安装 
040301010 гь 2. 注 浆 导管 长 度 о жӛні е 


3. 单 孔 注 浆 量 


ШІ? 
4. 水 泥 强度 等 级 к 
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本 匡 攻 市 政工 程 清单 项 目 及 其 计算 规则 
























了 计量 28 组 合 的 
项 目 编号 а= TARE ик р ang Ea 














， 1， 以 立方 米 计量 ， 按 
040301011 МЕК сае KEL 职 计算 . + 
2.” 2， 以 根 计量 ， 按 设计 | 3 废料 外 运 。。 |， 废料 弃置 
` 图 示 数 量 计 算 
1. 按 设计 图 示 尺 寸 以 | 1. 检测 管 截断 、 
КЕТ “| 质量 计算 fE. 
040301012 | 声 测 管 2， 规 格 、 型 号 s pl 安装 














(2) 基 坑 与 边 坡 支 护 ， 见 附 表 -9。 < 


可 组 合 的 


1. 搭 拆 桩 基 而 


支架 平台 



























040302001 | ЖЕ |3， 材 质 制作 、 运 输 、 就 位 


9235 2， 打 基础 圆 
Жі 











1 平台 搭 拆 1. 搭 拆 桩 基础 
Ж 2. 桩 就 位 支架 平台 
Я J |ы" 
и Я з. И. 2. ИЕ 
040302002 | jj; жые -一 一 一 一 
LKB: 3. ЖИШШ 4. ЛЕ 
А. 混凝土 强度 5. Ж 3. ЖЮ 
等 级 6. 3% 





1. теней, бИ, LRS 
安装 ”拆除 制作 

2. 控 圭 成 档 、 固 辟 、 清 |2… 控 二 成 档 
底 置换 3. 土方 外 运 

3. 混凝土 制作 、 运 输 、|4. 接头 处 理 

灌注 、 养 护 5、 清 底 置换 


1. 地 层 情况 
2. 导 墙 类 型 、 
截面 

地 下 连 |3. 墙 体 厚度 
续 墙 |а. 成 槽 深度 


按 设计 图 示 墙 中 心 
线 长 乘 以 厚度 乘 以 
槽 深 ， 以 体积 计算 


040302003 





5. 混凝土 种 类 、 4. 接头 处 理 ТЕСІЛГЕН 
强度 等 级 5. 土方 、 废 效 外 运 [| 泥浆 池 建 过 


6. 接头 形式 6. 打桩 场地 硬化 及 泥浆 


池 、 泥 浆 沟 


和 拆除 
8. 泥浆 外 运 
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A 
-e 
ПП гчтвивзинкя-ю) 


















续 表 
项 Е тев АЕ: 可 组 合 的 
项 目 编号 a TESE an 工程 内 容 = 
1. ВИЖ 
1， 地 层 情况 ан |2. та. М 
2. ИК |: nj: .混凝土 制作 、 运 输 、 
咬合 灌 |3. ве U 灌注 、 养 护 
040302004 注 柱 |4. 混凝土 种 类 、 2 сынға ко | SEER 
强度 等 级 2. АКҮЙ И, у, ВЕНЕ 
5， 部 位 计 图 示 数 量 计算 。 |6. 打桩 场地 硬化 及 泥 
池 、 aus 
E 
N е >. hz 入 at 
е 
型 钢水 |3， 水 泥 的 量 接 没 计 图 示 尺 以 | к; лала. |2. 插 、 ли 
040302005 ЕЕ лыы 体积 计算 з. 土方 外 运 
ш "w а НИ 
是 否 氢 出 5. 型钢 插 拔 да. 泥浆 外 运 
6. 土方 、 废 浆 外 运 
1. 地 层 情况 $ 
2. ано 
型 、 部 位 хх 42 浆液 制作 、 
3. вЫ, N ” Ж 
тенсасти 22 ЖИТИЕ. 
(ж) |4. ЛМ ө 。 张 拉 锚 固 
4 Уй 数量 锚 杆 ( 索 ) 施 工 平台 搭 
МР Е 大 应力 Ж к. т ШЫЛ. ев 
х 2. жая 
-- z 2. 以 根 计量 ， 按 设 
1。 地层 情 况 计 图 示 数 量 计算 
лнн 钻 孔 、 桨 液 制作 、 运 
深度 | W. ЖЖ 
040302007| т |#` EAF © 2. 土 钉 制作 、 安 装 
"uuu з. 土 钉 施 工 平台 搭设 
种 、 规 格 、 数 量 
5. 浆液 种 类 、 
强度 等 级 
1. 修整 边 坡 
1， 部 位 2. 混凝土 制作 、 运 输 、 
_[з. 厚度 КОБА: 
040302008 Р 3. 材料 种 类 3. 钻 排水 孔 、 安 装 排 
4. 混凝土 类 别 、 2 kë 
强度 等 级 4. 喷射 施工 平台 搭设、 
拆除 
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可 医 攻 市 政工 程 清单 项 目 及 其 计算 规则 、 组 合 工作 内 容 





(3) 现 浇 混凝土 构件 ， 见 附 表 -10。 
附 表 -10” 现 浇 混凝土 (编码 :040303) 











计量 тее 
项 目 编号 н 项 目 特征 Қа Бы 工程 内 容 可 组 合 的 主要 内 容 














. 模板 制作 、 安 装 、 拆 除 
. 混凝土 拌和 、 运 输 、 浇 筑 “| 混凝土 垫 层 
.养护 
.模板 制作 、 安 装 


混凝土 | 混凝土 强度 


040303001 
303001 за | 等 级 
















1. 混凝土 强 1， 毛 石 混 凝 土 基础 
混凝土 | 度 等 级 
基础 |2. КЕСЕ) 
比例 





040303002 


2， 混 凝 土 基 础 










-| 混凝土 强度 


же | 等 级 、 运 输 、 浇 筑 “| 混凝土 浇 的 
т ыш 


040303003 





ӨНЕ. 
混凝土 拌 








混凝土 


040303004| ЖС) = мав 
本 іле es 










ШІ! 
身 | 度 等 级 





040303005| 1% 























混凝土 |1， 部 位 
040303006| 支 撑 梁 |2， 混凝土 强 | m° 
度 等 级 | 


混凝土 |1， 部 位 


EEE 
040303007| (6) | ， 湿 凝 土 强 | m ЕЖ 


浇 的 
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ШІ w#ëreamsimnces=m 















ТАН 


项 目 编号 名 称 


计量 теа 


贾 目 特征 ， 单位 “计算 规则 


DE CLEE АЕК 


续 表 







































混凝土 安装 、 拆 除 
混凝土 强度 
040303008| 拱桥 - Б ән, жей, ЭА Гава: 6 
| 等 级 
拱 座 
混凝土 =、 安 装 、 拆 除 
混凝土 强度 
040303009| 拱桥 к i нн, [Wacruqs 
等 级 
а) 
混凝土 | ， 部 位 安装 、 拆 除 
040303010| 拱 上 构 |2， 混 凝 土 强 运输 、 浇 筑 “” | 混凝土 浇 的 


件 






















040303011 


混凝土 |， 
юж | 


度 等 级 


1， 部 位 
凝 土 强 



















混凝土 | 、 
浇 捣 | 


0 号 块 件 


жш Ей 


和 矩形 实体 连 










































оловото E >. oa wa. ЗН 
连续 SD sas hoezo 
部 位 
wozo ВЕЕР. 结构 形式 
板 梁 |3， 混 凝 土 强 
度 等 级 
таса |1， 部 位 
040303014| үе 2. 混凝土 强 混凝土 浇 的 
”| 度 等 级 
es 、 安 装 、 拆 除 J mita 
ПЕШ +9 
кы я я. 3ай, их b. ик 
к 2. тм Э. 泄 水 孔 制作 、 安 装 
040303015| P | 5 оне Fa 
ше | 料 品种 、 规 格 а ПЕТ 
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з. 滤 水 层 要 求 
4. 沉降 缝 要求 





ВЕ 









。 滤 水 层 铺 





降 颖 





筑 





.沉降 颖 







项 目 编号 











项 目 a 
ЕШ 


附录 Шаку 





项 目 及 其 计算 规则 、 组 合 工作 内 容 









ү! 工程 内 容 


计算 规则 





. 模板 制作 、 安 装 、 拆 除 
2 混凝土 拌和 、 运 输 、 浇 筑 


可 组 合 的 主要 内 容 


1. 混凝土 浇 的 
















混凝土 1， 混凝土 强 Бага 养护 
040303016| 挡 墙 . Жжж b. их 
压顶 ， 泄 水 孔 制作 、 安 装 У 
。 滤 水 层 铺 筑 
。 ЛЕ 
‚№ 
/ 
‚ 结构 形式 NAN 
А үле в к Шы 
040303017| ыы | б . REIA За. ҰЯ 






040303018 


040303019 


楼 梯 |3， 混 凝 土 


混凝土 


防 
护 


桥 


ШЕ 


断面 
Hit 混凝土 
栏 | 度 等 级 


<- 
ХЫ к 上 强 


2. 
面 





1 
2 









装 


4. 厚度 
5. 配合 比 







RX 








.模板 制作 、 安 装 、 拆 除 
. 混凝土 拌和 、 运 输 、 浇 筑 
.养护 

沥青 混凝土 铺 装 

. ЖЕ 








混凝土 浇 的 








水 泥 混 凝 土 
陆路 面 












混凝土 路 面 


j 2. 沥青 混凝土 桥 面 





040303020 







制作 、 安 装 、 拆 除 
НТ, Ей. БЕ} 


混凝土 浇 的 
































mE 制作 、 安 装 、 拆 除 
040303021| 搭 板 Жан ЕНІ. Ей. ЖЖ 
иж | 
ши! К .模板 制作 、 安 装 、 拆 除 
040303022. р. 混凝土 强 | m 2. ЕН, 2. БЕЙ 
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ШІ w#ëreamsimnces=m 








项 目 编号 


ТАН 


计量 


项 目 特征 


名 称 


单位 





工程 量 


计算 规则 ens 


.模板 制作 、 安 装 、 拆 除 







续 表 






РН НУ ЕЕ S 























040303023 2. 2. 混凝土 强 2. 混凝土 拌和 、 运 输 、 浇 筑 “| 混凝土 浇 捣 
度 等 级 3. 养护 
1. Ж-Е 
混凝土 |1. 名 称 、 部 位 .模板 制作 、 安 装 、 拆 除 
040303024| 其 他 |2. 混凝土 强 2. 混凝土 拌和 、 运 输 、 浇 筑 b. 小 型 
度 等 级 3. ЗЕ 









040303025 












项 目 编号 






f 
040304001 у 









混凝土 





(4) 预制 混凝土 ， 见 附 表 -11。 
附 表 -11 


项 目 
名 称 


混凝土 强度 
等 级 


в. = 
ES 
~ E AREE 


项 目 特征 


构件 代号 、 名 称 











计量 тиш 
单位 计算 规则 












.混凝土 拌和 、 
党 筑 


= [> пы 








ШІ 
.构件 出 档 堆 放 
. 场 内 构件 运输 











可 组 合 的 主要 内 容 





上 浇 捣 、 模 板 安 拆 

















4. 混凝土 强度 等 级 
5. 砂浆 强度 等 级 . В 5. 构件 连接 
.砂浆 制作 
.运输 
. 模板 制作 、 安 |1. 混凝土 浇 捣 、 模 板 安 拆 
、 拆 除 2. 场 内 构件 运输 
1. 部 位 .混凝土 拌和 、|3。， 安 装 
预制 混 |2. 图 集 、 图 纸 名 称 运输 、 浇 筑 
040304002| Ж |з. 构件 代号 、 名 称 养护 
EH ја. 混凝土 强度 等 级 构件 安装 
5， 砂 浆 强度 等 级 pama |“ МНЕ 


400 

















砂浆 制作 
运输 





= оло K о 



















项 目 编号 


040304003 


040304004 


040304005 


项 目 
名 称 


预制 混 
ЖЕК 


顶 制 泥 
жы 
ШЕ 


预制 混 
ЖЕН 
他 构件 








w K ою = 


чь ою = 


附录 51 55А АНАЛІ), 





组 合 工作 内 容 





项 目 特征 


部 位 

图 集 、 图 纸 名 称 
构件 代号 、 名 称 
混凝土 强度 等 级 
砂浆 强度 等 级 


图 集 、 图 纸 名 称 
构件 代号 、 名 称 
结构 形式 

混凝土 强度 等 级 


部 位 

图 集 、 图 纸 名 称 
构件 代号 、 名 称 
混凝土 强度 等 级 
砂浆 强度 等 级 


1. 模板 制作 、 安 
装 、 拆 除 

. 混凝土 拌和 、 
运输 、 浇 筑 
.养护 

. 构件 安装 

























EPEAN 
Ж 


.构件 安装 


水 层 铺设 
.砂浆 制作 





.模板 制作 、 安 
、 拆 
混凝土 拌和 、 
й. МӨ 
.养护 
.构件 安装 
.接头 灌 颖 
.砂浆 制作 








= [> T 





. № 


. 拱 构件 


. 小 型 构件 


可 组 合 的 主要 内 容 


.构件 连接 


|1. ІШ 
‚ Я% 
‚ ЖЫН) 
。 滤 水 层 铺 


.沉降 缝 








作 、 安 
筑 


模板 多 


场 内 构件 安 拆 


混 凝 


模板 安 拆 
场 内 构件 安 拆 


安装 
构 





连 


模板 安 : 


安装 


ж 
Ж 









.混凝土 浇 的 、 模 板 安 拆 
.构件 出 槽 堆放 
- 场 内 构件 运输 








混凝土 浇 捣 、 





拆 


场 内 构件 安 拆 
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ШІ wšareamsimnces=m 


(5) 砌 筑 ， 见 附 表 -12。 


附 表 -12 WIAR: 040305) 














HE тев 
单位 计算 规则 





项 目 编号 ”项 目 名 称 项 目 特征 工程 内 容 可 组 合 的 主要 内 容 











1. 材料 品种 、 规 格 

















040305001 | 2/2 2. и 垫 层 铺 筑 | 
1. 部 位 ‚ W 1. й 
2. 材料 品种 、 规 格 . ПРЕ 
3. 泄 水 孔 材 料 品 2 ИЗ 


040305002 | 干 砌 块 料 


= [> TS 


1 
2 
3 
4. ЯН: 安装 
5 
6. 


1 

2. 材料 品种 、 规 格 
3， 砂 浆 强 度 等 级 
4. ЖАН 


， 泄 水 孔 制 
， 滤 水 层 铺 筑 





. ЖШ 
. 泄 水 孔 制 作 、 安装 
铺设 


040305003 | 浆 砌 块 料 


FS ISIS EZ 












БЕЛЕ 





2 М 
м 砌 筑 


|27 ВИНЕ 
‚ ИШ 
+ ВАЛУ, 安装 
层 铺设 





温度 等 级 

040305004 | ИЖ Чей 世 水 孔 材 料 品 
中 、 规 格 

Ж 


r= 


. Ж 









т ZA 
结构 形式 сета 


040304004 | 护坡 2 | 示 尺 寸 以 


.厚度 
ШІ Wd зум 


5 8 2. А 














(6) 装饰 ， 见 附 表 -13 。 
附 表 -13 ”装饰 (编码 : 040308) 








R 可 组 合 的 
计算 规则 主要 内 容 






项 目 编号 








.砂浆 配合 比 
.部 位 
.厚度 











水 泥 砂 浆 
жи 


按 设计 图 示 尺 寸 |1. 基层 清理 
2. 砂浆 抹 面 


水 泥 砂浆 
жш 


040308001 


附录 





市 政工 程 清单 项 目 及 其 计算 规则 、 组 合 工作 内 容 








mI 
项 目 编号 项 目 特征 
.材料 
.部 位 
.形式 
.厚度 


ЖЕН 


040308002 |, 
饰 面 


ы ом - 


单位 





.材质 
.规格 
.厚度 


， 部 位 


040308003 | И 


= о о 


工程 量 
计算 规则 







ШЕЕ: 





工程 内 容 












1. 基层 清理 МЕ Їй 
2. 饰 面 面 
1. 基层 清理 

按 设计 图 示 尺 寸 |2， 灸 贴 面 层 EENTJE 





‚ 材料 品种 
， 部 位 
‚ 材料 品种 
040308005 | 油漆 .部 位 
LEHR 


040308004 | 涂料 














(7) 其 他 ， 见 附 表 -14。 





项 目 编号 








рна .油漆 品种 、 
040309002 
1. 混凝土 强度 
040309003 | 混凝土 栏杆 | 等 级 


计量 
单位 






以 面积 计算 


. 21% 

















хә 
таў Ren: 040309) 


按 设 计 图 示 尺寸 
以 长 度 计算 


油漆 





可 组 合 的 
1. 制作 





2. 油漆 










































2. 规格 尺寸 
1. 材质 

040309004 | 橡胶 支 座 |2. 规格 、 型 号 支 座 安 装 
ыр 按 设计 图 示 数 量 

040309005 | 钢 支 座 В іы 计算 支 座 安装 支 座 安装 
2. 形式 

040309006 | 盆 式 支 座 | 材质 支 座 安 装 支 座 安 装 
2. 承载 力 
1. 材料 品种 

桥梁 伸缩 2. 以 米 计量 ， 按 设 |1. 制作 、 安装 

040309007 装置 3. 计 图 示 尺 二 以 延 2. 混凝土 拌和 、 伸缩 装置 安装 

4. 长 米 计算 运输 、 浇 筑 
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ШІ It 计价 第 = 版 ) 





项 计量 组 合 的 
maas ЯВ 项 目 特征 18 工程 量 计算 规则 гера Wa 
名 称 单位 主要 内 容 
































1。 材 料 品种 
040309008 [шнш 12: 结构 形式 按 设计 图 示 尺 寸 |1， 制 作 、 安 装 
i з. 油漆 品种 、 以 面积 计算 。 | 2， 除 锈 、 刷 油漆 
工艺 要 求 
1， 材料 品种 按 设计 图 示 尺 寸 | 进 水 口 、 泄 水 管制 [1， 3 
ИШКЕ 
040309009 ВРЕ |, а 以 长 度 计算 。 | 作 、 安 装 2. 
и 按 设计 图 示 尺 
040309010 | 防水 层 |ә. 材料 品种 AS ik Ei 防水 层 铺 涂 
3 тж 以 面积 计算 








4. тете w 


(1) 管道 铺设 ， 见 附 表 -15。 2 № 
附 表 -15 ”管道 铺设 ( 编 





І 计量 ,工程 量 
项 目 编号 项 目 特征 а ан? 
МА Тар >+ 人 







及 厚度 х‘ 










2. 管 座 材质 
混 凝 УХ, . З. 混凝土 拌和 、 运 输 、 
040501001 ма. НА мы ЭП 
Е) 铺设 深度 党 筑 、 养 扩 
7 реді 、|4， 预制 管 枕 安装 








6. Кин 
1 
长 度 





7. 管道 检验 及 试验 











































1， 垫 层 、 基 础 材质 _ |1. 垫 层 、 基 础 铺 筑 及 L 
及 厚度 £ 
2. HARIR 3: = 
3. 接口 形式 4. 混凝土 管 座 浇筑 
管 凝 土 拌和 „лс ——= 
040501002| 钢管 4， 铺 设 深度 3 2. 运输 5 钢管 安装 
жеу ТҮҮ; бо. 
5. 管道 检验 及 试验 si" 管道 铺设 6. 管道 防腐 
要 求 aaa 
5. 管道 检验 及 试验 |7. 管道 试 压 
6 集中 防腐 运 距 PERNAN Е 
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附录 Шаку 





项 目 及 其 计算 规则 、 台 
















项 目 编号 


040501004 


项 目 


了 Б! 
名 称 项目 特征 


1. 垫 层 、 基 础 材质 
及 厚度 

2. 材质 及 规格 

3. 接口 形式 

4， 铺设 深度 

5. 管道 检验 及 试验 
要 求 








工程 内 容 


1. 垫 层 、 基 础 铺 筑 及 
养护 
模板 制作 、 安 装 、 





JEE 







7 
З. 混凝土 拌和 、 运 输 、 






可 组 合 的 主要 内 容 


垫 层 铺 筑 
凝 土 基础 浇筑 
混凝土 枕 基 预制 安装 
。 排水 管道 铺设 
















道 接口 



































= z 定向 钻 率 
ҚУ И № 拆除 PEX 
L ERRADA waqu. °” J. июне 
7 官位、 成 孔 
2， 材 质 及 规格 ГЕНІ 314 
З. Кй LEE 4. 
ososoroog К EER 5, 
а кше; 
管道 检验 及 试验 6. 泥浆 制作 、 6. 
2 ый ы” шыны 7. 管道 检测 及 试验 |. 
8. 集中 防腐 运 距 
ШІЛ. лае 
уы, 强度 试验 
11% 
1. 土壤 类 别 — 
. ЕЖ 可 
2. 工作 坑 平 面 尺寸 1. 支撑 、 围 护 _ — 
及 深度 ЕЕЕ 
“> з. 支撑 、 围 护 方式 拆除 4. 垫 层 及 基础 浇筑 
040501010 е 4， 垫 层 、 基 础 材质 з. 混凝土 拌和 、 运 输 、|5， 基 础 模板 
| 及 厚度 浇筑 、 养 护 6. ТЕ 
5. ЕЛЕ 4. 工作 坑内 设备 、 工 |7， 工 作 坑 回 填 
6 设备 、 工 作 台 主 作 台 安装 及 拆除 | Zuma Fan 
ku 9， 安 拆 敞开 式 顶 管 设备 
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A 


-e 
ШІ s#revomsumes=w 



















项 目 编号 





040501011 


项 目 
名 称 


预制 混 
ЖЕТ 
ИЕ 








2 计量 
项 目 特征 单位 
1. 土壤 类 别 
2. 工作 坑 平面 尺寸 
及 深度 

з. 垫 层 、 基 础 材质 
及 厚度 

14， 混凝土 强度 等 级 
5. 设备 、 工 作 台 主 
6. 混凝土 构件 运 距 





作 坑 制作 
定位 
制作 、 安 装 、 








土 拌和 、 运 输 、 m 


7. 安 敞开 式 项 管 设 备 





040501012| 


040501013 


040501016 
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顶 管 


加 固 / 


Z У ) 
КА Век 
С 加 固 填充 材料 

















1. 土壤 类 别 

2. 作 方 式 
3. 管道 材质 及 规格 
4. 

9: 

6. 

Ti 


8， 集 中 防腐 运 








FE 


3 加固 方式 





ША 
方 沟 








1. 断面 规格 

2. 垫 层 、 基 础 材质 
及 厚度 

3. 砌 筑 材 料 品种 、 
规格 、 强 度 等 级 

4. 混凝土 强度 等 级 
5 砂浆 强度 等 级 、 
配合 比 

6. 义 颖 、 抹 面 要 求 
7. 盖 板 材质 及 规格 
8. 伸缩 颖 (沉降 颖 ) 
要 求 

9. 防 渗 、 防 水 要 求 
10. 混凝土 构件 运 距 




















盖 板 安装 
防水 、 止 水 
混凝土 构件 运输 





1. 项 进 后 座 及 坑内 工作 





6， 碎 石 ? 





1， 垫 层 铺 筑 
2. 基础 浇筑 


安装 、|3， 砌 筑 


4. ЖЖ. 








5. ШК НІНІ 2256; 


6， 盖 板 运输 
7. ЛМ 


8， 方 沟 渗水 试验 













项 目 编号 


040501017 





040501018 


040501019 


(2) 


及 厚度 
混凝土 


方 沟 жж 





混凝土 |3. 


1. 断面 规格 
2. WE 


3， 混凝土 强度 等 
4. 伸缩 颖 (沉降 缝 ) 


PRRP: 规格 


， 断 面 规格 ~ 
2， 垫 层 、 基 础 材质 NAN 
及 厚度 у 

制 
з. НН, Ж жми. я 


规格 、 强 度 等 级 
砌 筑 |4， 混 凝 土 
渠道 |5， 砂 浆 强度 等 





附录 pHaren 





基础 材质 


等 级 





浇筑 、 养 护 
Ел 
.防水 、 止 水 
.混凝土 构 















渠道 ја. 伸缩 颖 (沉降 缝 ) б ЖЕ. Е 








付 属 构筑 物 ， 


5， 防 渗 、 
6. 混凝土 构件 运 距 


.防水 、 止 水 


防水 要 求 所 占 长 度 |4. 混凝土 构件 运输 


见 附 表 -16。 





= Tae СЕ To 





墙 身 砌 筑 
。 拱 盖 砌 筑 
。 南 帽 砌 筑 


ЕД 


3 
4 
5 
6. ЖЖ. 
7 
8 
9. 


. ЛЯ 
.渠道 渗水 试验 













盖 板 预制 安装 
盖 板 
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附 表 -16 ”管道 附属 构筑 物 (编码 : 040504) 


项 目 计量 工程 量 计 


名 称 Ер 单位 
1. 垫 层 、 基 础 材质 及 厚度 
2.， 砌 筑 材 料 品种 、 规 格 、 
强度 等 级 
温度 等 级 、 配 合 比 
混凝土 强度 等 级 
盖 板 材质 、 规 格 
жі, 井 圈 材质 及 规格 
. 踏步 材质 、 规 格 
， 防 渗 、 防 水 要 求 


项 目 编号 






040504001| 砌 筑 井 


00 1 5 л = 0 





Š 垫 层 、 基础 材质 及 厚度 


混 凝 
040504002| 十 并 


У > 


1. 垫 层 、 基 础 材质 及 厚度 
塑料 检 |2， 检 查 井 材质 、 规 格 
040504003| жу. |з, 间 简 、 井盖 、 井 图 材质 
及 规格 


算 规则 








工程 内 容 


1. 垫 层 铺 筑 
2. 模板 制作 、 安 装 


运输 、 


井 图 、 井盖 安装 


4. 检查 井 安 装 


5. 井 简 、 井 圈 、 井 盖 


DE CLEE АЕК 
























井 简 规格 

砌 筑 材 料 品 种 、 规 格 
. 砌 筑 、 勾 缝 、 抹 面 要 求 
. 砂浆 强度 等 级 、 配合 比 
. 踏步 材质 、 规 格 

。 防 渗 、 防 水 要 求 


040504004 


ж 
= 
кою 












1. 井 简 规 格 
040504005 ТЕ 踏步 规格 
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附录 市 政工 程 清单 项 目 及 其 计算 规则 、 组 合 工 作 内 容 



























项 目 编号 TA 项 目 特征 а кр 工程 内 容 可 组 合 的 主要 内 容 





定型 出 水 口 


1. 垫 层 铺 筑 Г. вене. 
2. 模板 制作 、 安 装 、 wa 
040504006 кн 非 定 基础 
KH зай. жин — O 
.砂浆 强度 等 4 浇筑 、 养 护 жаланы - 
д, дав, жи |8 5%. 











‚еш, ТЕТІ 
вав, р. ; 


қ RAN [ог > 
Аы, -拌和 、 运 输 \,|3， 混 凝 土 浇 锁 


混凝土 |1. 垫 层 、 基 础 材质 及 厚度 


4050400 Š 
040504007| 出 水 口 |>， 混 凝 土 强度 等 级 





















1. зая ‚ЕЕ 
A H IE. 2236 |3. ШЖ 
A3. Ян 2， 模 板 制作 、 安 装 ,| 03 


5 ne, 
2. 执 层 、 ADD рс аа 
з. 18% О ШСТІГ Еден 2 


4. ШОМЕН» 规格 
5. 砂浆 强度 等 级 及 配合 比 


` 
<< 
"А 








1， 雨 水 算 子 及 圈 口 材质 


预制 















040504009| 雨 水口 





























5. 钢筋 工程 
钢筋 工程 ， 见 附 表 -17。 


附 表 -17 ”钢筋 工程 (编码 ，040901) 












= —= = 
TERS 45 项 目 特征 is 














可 组 合 的 主要 内 容 











1， 地 下 连续 墙 导 坪 钢 盘 

2 道路 工程 “| 现 浇 构件 钢筋 
|3.， 桥涵 工程 | 现 浇 构 件 钢 入 
|4， 隧 道 工程 “| 现 浇 构 件 钢筋 


现 浇 构 


040901001 件 钢筋 


1. 钢筋 种 类 
2. 钢筋 规格 





БЕШТ. 

5. ЧЫКТА [изени 

БИШЕ р 
件 钢 入 T 
Т m 


Mt 


040901002 








040901003 











2. 排水 工程 “| 预 
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A 
-e 
ПП 市 收工 程 计量 与 计价 (第 = 版 ) 






项 目 计量 工程 量 计算 
项 目 编号 ах 项 目 特征 терде 
Ж 位 T 


040901004 | #1 Ж 














先 张 法 
预 应 力 |1. 部 位 
040901005| 钢筋 |2. ММ 
(48%. |3. 预 应 力 筋 规 格 
钢 绞 线 ) 
1. 部 位 按 设计 图 示 
2. 尺寸 以 质量 | 
预 应 力 |3， 预 应 力 筋 规格 
040901006 | 钢筋 ( 钢 |4. 锚 具 种 类 、 规格 
丝 束 、 钢 |5， 砂 3 
ФА) |6 








1. 材料 种 类 


型 
040901007| 型 钢 2. 材料 规格 4 


— 
ЫЗ 
р Бл 
% 植 入 深度 
4. 植 筋 胶 品种 





040901008| Ж кіре 








040901009 铁 件 
1. 材料 种 类 
_ |2. 材料 规格 
高 强 
040901010 








6. 拆除 工程 


拆除 工程 ， 见 附 表 -18。 
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钢筋 加 工 成 型 
ЗЕК 
. bu 


. 制作 
。 安装 


可 组 合 的 主要 内 容 









.地 下 连续 墙 | 钢筋 笼 
Ж 
先 张 法 预 应 力 
钢筋 












先 张 法 预 应 力 


.排水 工程 
排水 工程 іш 


вате 





后 张 法 预 应 力 
钢筋 















后 张 法 预 应 力 


2. 排水 工程 
НЕК ПТ 














插 拔 型 钢 






‚ НЯ 


Че 





















预 埋 铁 件 


2. 排水 工程 



















算 规 则 、 组 合 工作 内 容 








附 表 -18 ”拆除 工程 (编码 : 041001) 





























工程 量 计算 规则 工程 内 容 可 组 合 的 主要 内 容 








1. 拆除 沥青 柏油 类 路 

041001001 | 拆除 路 面 

1. 材质 

2. 厚度 
041001002 | 拆除 人 行道 

ы 拆除 部 位 以 面积 
计算 

1. 材质 
041001003 | 拆除 基层 |2. 厚度 

3.08 


1. 材质 
041001004 | ИШ |2. 结构 形式 


1 


拆除 侧 、 平 
041001005 У 





| 按 拆 除 部 位 以 延 
041001006 
041001007 КЕМЕР А Е 
дб 

ДЕ. с 


积 评 算 
041001008 








1. 结构 形式 1. 拆除 井 
041001009 | 拆除 井 2， 规 格 尺寸 2 运输 
3， 强 度 等 级 тамы 





按 拆 除 部 位 以 数 





Е 1. 结构 形式 
041001010 | 拆除 电 杆 |， 4. 量 计算 
1. 材质 








041001010 | 拆除 管 片 











2. 部 位 
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